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() 了 解 安装 工程 计 13 i (1) 培养 学 生 严谨 细 
量 与 计价 的 相关 知识 ;上 4 致 的 工作 态度 ; 

о) жагам МА. ` жін (2) 培养 学 生 良好 的 
概念 及 分 类 ; 1 职业 操守 ; 

G) Жа (на 计算 (3) 培养 学 生 吃苦 而 
用 安装 工程 消耗 量 定额 及 4 劳 的 工作 作风 
单位 估价 家 的 编制 状况 、 ж N 
жй Ж X A RH 
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1.1 安装 工程 计量 与 计价 的 相关 知识 


1.1.1 安装 工程 的 概念 


安装 工程 是 指 按照 工程 建设 施工 图 和 施工 规范 的 规定 ， 把 各 种 设备 放置 并 固定 在 一 定 
位 置 ， 或 者 将 工程 原材料 经 过 加 工 并 安置 、 装 配 而 形成 具有 功能 价值 产品 的 工作 过 程 。 安 
装 工程 通常 包括 机 械 设备 安装 工程 、 热 力 设备 安装 工程 、 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安 
装 工程 费 、 电 气 设备 安装 工程 、 建 筑 智能 化 工程 、 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 、 通 风 空 调 工 
程 、 工 业 管道 工程 、 消 防 工程 、 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 、 通 信 设 备 及 线路 工程 、 刷 油 、 
防腐 、 绝 热 工程 等 多 个 专业 工程 ， 而 与 房屋 建筑 相关 的 安装 工程 有 电气 设备 安装 工程 、 通 
风 空 调 工程 、 工 业 管 道 工 程 、 消 防 工程 、 给 排水 、 采 上 暖 、 燃 气 工程 、 刷 油 、 防 腐 、 绝 热 工 
程 等 ， 这 些 安装 工程 按照 建设 项 目的 划分 原则 ， 均 属 单位 征程 它们 具有 单独 的 施工 设计 
> 
1.1.2 安装 工程 计量 与 计价 的 概念 SS- 


安装 工程 计量 与 计价 是 反映 拟 建 工程 经 济 嫉 果 的 - -种 技术 经 济 文件 。 它 一 般 从 两 个 方面 计 








































































算 - 济 效果 : 一 方面 为 “计量 ”， 也 就 是 计算 消耗 在 工程 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 数量 ; 
另 一 方面 为 “计价 ”也 就 是 用 货币 形式 反映 工程 成 本 ,其 费用 由 分 部 分 项 工程 费 、 措施 项 目 费 、 














其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 组 成 .上 前 ,> 我 国 现行 的 计价 方法 有 定额 计价 方法 和 清单 计价 方法 。 


1.1.3 基本 建设 项 目的 概念 及 划分 Ж 


ЭБЖЕЙ НИНЕ АЗОНИ ТБН, KTS, Hi, 91—80 
ЖТ, CRAM ан ТТТ ERE, E NERSE 
一 个 独立 工程 作 汶 一 个 建设 项 目 。 建设 项 目 按 性 质 可 分 为 新 建 项 目 、 扩建 项 目 、 改 建 项 目 、 
迁 建 项 目 和 恢复 项 目 。 

根据 我 国 现行 规定 ， 基 本 建设 工程 项 目 一 般 划 分 为 建设 项 目 、 单 项 工程 、 单 位 工程 、 
分 部 工程 和 分 项 工程 。 它 们 之 间 的 关系 如 图 1.1 所 示 。 


某 学 校 新 建 项 目 
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学 楼 


焊接 钢管 分 项 工程 


11 建设 工程 项 目 划分 图 
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1.1.4 ”基本 建设 各 阶段 的 计量 与 计价 活动 


建设 工程 周期 长 、 规 模 大 、 造 价 高 ， 因 此 按 建设 程序 要 分 阶段 进行 ， 在 不 同 阶段 有 不 
同 的 计价 方法 ， 以 保证 工程 造价 确定 的 准确 性 和 科学 性 ， 如 图 1.2 所 示 。 
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.投资 估算 SS \ 
投资 估算 - KEEA E DSA TEDA EL UER ET S 此 阶段 


通过 编制 人 


非常 有 必要 的 工作 ， 


估算 文件 对 拟 建 项 目 所 需 投资 预先 进行 测 4 和 和 确定/ 投资 估算 是 - 






3 < 
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2. 设计 概算 - g- NS 
энин T н, 由 设计 单位 根据 初步 设计 图 样 ， 概 算 


定额 或 概算 指标 设备 预算 价格 ， 
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-项 不 可 缺少 的 
工程 预 ( 决 ) 算 资料 进行 编制 。 


各 项 费用 的 定额 或 取 费 标准 ， 建 设 地 区 的 自然 、 技 术 经 


济 条 件 等 资料 , 预先 计算 建设 项 目 由 筹建 至 竣工 验收 、 交 付 使 用 全 部 建设 费用 的 经 济 文件 。 
设计 概算 的 主要 作用 是 控制 工程 投资 和 主要 物资 指标 。 在 方案 设计 过 程 中 ， 设 计 部 门 


通过 概算 分 析 比 较 不 同方 案 的 经 济 效果 ， 选 择 、 确 定 最 佳 方案 。 
3. 修正 概算 
修正 概算 是 指 当 采用 三 阶段 设计 的 技术 阶段 时 ， 根 据 技术 设计 的 要 求 ， 通 过 编制 修正 























概算 文件 预先 测算 和 确定 工程 造价 。 
修正 概算 比 设计 概算 更 为 详尽 和 准确 ， 但 同样 受 前 一 阶段 所 确定 的 工程 造价 的 控制 。 


4. 施工 图 预算 








施工 图 





设计 概算 不 能 超过 投资 估算 。 




















预算 是 指 当 施工 图 设计 完成 后 ， 以 施工 图 样 为 依据 ， 根 据 国家 颁发 的 现行 预算 

















定额 (或 根据 预算 定额 编制 的 地 区 单位 估价 表 )、 费 用 定额 、 材 料 市 场 价格 、 
金 计 取 标 准 ， 以 及 其 他 有 关 规定 ， 编 制 的 工程 造价 文件 。 施 工 图 预算 一 般 由 施工 单位 或 设 





计 单 位 编制 
控制 。 
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， 它 比 设计 概算 和 修正 概算 更 为 详尽 和 准确 ， 但 同样 要 受到 前 


计划 利润 、 税 





-阶段 造价 的 


5， 招 标 控制 价 
招标 控制 价 是 指 招标 人 根据 

















国家 或 省 级 、 
法 ， 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 
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行业 建设 主管 部 门 发 布 的 有 关 计 价 依据 和 办 
结合 工程 具体 情况 编制 的 招标 工程 的 最 高 投 









































标 限 价 。 

6. 投标 报价 

投标 报价 是 在 工程 采用 招标 发 包 的 过 程 中 ， 由 投标 人 按照 招标 文件 的 要 求 ， 根 据 工程 
特点 ， 并 结合 自身 的 施工 技术 、 装 备 和 管理 水 平 ， 依 据 有 关 计 价 规定 ， 自 主 确定 的 工程 造 
Шын ыы ыы 
制 价 。 

7. 合同 价款 约定 

合同 价款 约定 是 发 、 承 包 双 方 在 工程 合同 中 约 ты 即 包括 了 分 部 分 项 工程 
费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 的 合同 

按照 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 人 





的 规定 ， 实 行 招标 的 工程 合同 价款 ， 应 在 中 
依据 招标 文件 和 
8. элкин. 





ЕТТІ” ; 算 ) 是 指 一 个 
ТИ 
[时 经 发 、 承 包 双 广 可 的 实际 完成 工程 量 5 现 хк 设计 
价格 和 各 种 费用 取 费 灶 准 等 资料 ， 向 建设 单位 办 理 结算 了 





程 完 





ЕЕ 








预算 定额 、 қызу 
得 收入 、 用 以 补偿 施工 过 程 中 的 资金 耗费 、 


工程 结算 一 般 有 定期 结算 、 阶 段 结算 、 





























完成 合同 约定 的 全 部 工程 承包 内 容 ， 发 包 人 依法 组 织 滩 ] 
法 规 和 “13 计价 规范 ” 
合同 条 款 调整 内 容 及 索赔 和 现场 签证 等 





包 双 方 根据 
条 款 ， 即 合 
9; 


家 有 关 法 律 、 
同 价 、 
索赔 与 现场 签证 

















索赔 是 指 在 合同 履行 过 程 中 ， 合 同 当事人 一 方 


P 标 人 的 投标 文件 在 нен 


aae A WD A 
中 约定 。 


кы Г. 





) 
A 单位 工程 、 分 部 工程 或 分 项 
上 根据 合同 规定 ， 按 照 施 
变更 通知 书 、 现 场 签证 、 
[ 程 价款 、 取 





ТАЁ 


确定 施工 盘 亏 的 经 济 活动 。 
竣工 结算 等 方式 。 其 中 竣工 结算 价 是 在 承包 人 
[验收 ， 并 验收 合格 后 ， 由 发 、 承 
的 规定 ， 按 照 合 同 约定 的 工程 造价 确定 
事项 确定 的 最 终 工程 造价 。 



































因 非 己方 的 原因 





而 造成 损失 ， 按 合同 约 


定 或 法 律 法 规 规定 应 由 对 方 承 担 责任 ， 从 而 向 对 方 提出 补偿 的 要 求 。 

















现场 签证 是 指 发 包 人 现场 代表 (或 其 





授权 的 监理 人 、 工 程 造价 咨询 人 ) 与 承包 人 现场 代 








表 就 施工 过 程 中 涉及 的 责任 事件 所 做 的 签 认证 明 。 
10. 工程 计价 争议 的 处 理 
在 工程 计价 中 ， 对 工程 造价 计价 依据 、 办 法 及 相关 政策 规定 发 生 争议 事项 的 ， 由 工程 
造价 管理 机 构 负责 解释 。 发 、 承 包 双 方 发 生 工程 造价 合同 纠纷 时 ， 工 程 造价 管理 机 构 负责 











调解 工程 造价 问题 。 


5 “ХХХ 
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.... 


ll. 竣工 决算 
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竣工 决算 是 指 在 竣工 验收 后 ， 由 建设 单位 编制 的 反映 建设 项 目 从 筹建 到 竣工 验收 、 交 








付 使 用 全 过 程 实际 支出 的 建设 费用 
管理 的 重要 环节 ， 是 工程 交付 使 


























的 经 济 文件 ， 是 最 终 确 定 的 实际 工程 造价 ， 是 建设 投资 
的 重要 依据 。 





1.2 工程 定额 的 概念 与 分 类 


1.2.1 工程 定额 的 概念 


工程 定额 是 指 在 正常 








耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 十 册 


Ж, 


每 安装 10m DN20 聚 丙烯 塑料 管 需 用 : 





合理 的 施工 条 件 下 ， 规 定 完 成 一 定 计量 单位 分 项 工程 或 结构 构件 
所 必需 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 的 消耗 数量 标准 。 例 如 ， WBIC 北 省 通 
给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 | 总 聚 再 燃 塑料 给 水 管 项 目 规 











日 安装 工程 消 











АХ 


1 AŻ | SN 
(1) WT , 下 029 工 日 
0) 技工 SS- 0.676 rH 
s NN Ey 
2 ы ух ы 
(1) 给 水 聚 丙烯 塑料 管 < юу. 
(2) 聚 丙烯 塑料 给 水 接头 零件 16,37 ^^ 
(3) 塑料 管子 卡 到 pN20 13б Я 
(4) 水 xO 2006 
3， 机 械 
(1) МЕНЕ SH-63 0.04 台 班 
(2) WER 30MPa 0.008 台 班 





预算 定额 作为 一 种 数量 标准 ， 除 了 规定 完成 一 定 计 量 单位 的 分 项 工程 或 结构 构件 所 需 
人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 数量 外 ， 还 必须 规定 完成 的 工作 内 容 和 相应 的 质量 标准 及 安全 要 求 


等 内 容 。 
1.2.2 建设 工程 定额 的 分 类 


工程 定额 使 用 
此 ， 不 同 的 定额 及 其 在 使 用 中 的 作 
所 示 。 

















ШРИ в 


的 定额 种 类 繁多 ， 


其 内 容 和 形式 是 根据 生产 建设 的 需要 而 制定 的 。 























也 不 尽 相 同 ， 现 将 各 种 定额 作 如 下 分 类 ， 如 图 








工作 任务 1 一 


` 







































按 E Ë 
+ ж £ 
2 用 % 
要 范 % 
劳 机 其 
2м ІЗІ |Іш 
AEH E ® ар р | 概 || 概 || 预 || 施 
ки К | | 9E 业 | (TETEE E, |жж ИТ 
ЖИЕН 定 | ее е еее ж 
же ІСТЕ ЕЕ е а ара 
а ІЗІМДІ. 
9 Ж ы \ 








构成 定额 的 三 要 素 |> 





БІЗ 建设 工程 定 作 分 类 图 | 


mz 





х 1.3 构成 定额 

从 图 1.3, 中 可 知 》 无 论 工程 定额 如 售 分 基 ， 定 额 都 应 体现 人 工 消耗 量 、 材 料 消耗 量 和 
MRE HERS NER. 
1.3.1 ”人工 消耗 量 一 劳动 定额 

劳动 定额 有 时 间 定 额 和 产量 定额 两 种 表现 形式 。 

1. 时间 定额 

在 正常 施工 条 件 下 ， 在 合理 的 劳动 组 织 、 合 理 的 使 用 材料 与 合理 的 机 械 配 合 条 件 下 
规定 某 种 技术 等 级 的 工人 小 组 或 个 人 完成 某 一 质量 合格 的 单位 产品 所 需 消耗 的 劳动 时 间 
包括 准备 时 间 和 结束 时 间 ， 基 本 生产 时 间 、 辅 助 生产 时 间 、 不 可 避免 的 中 断 时 间 以 及 工人 
必需 的 休息 时 间 。 

时 间 定额 的 单位 是 工 日 ， 每 工 日 按 8 小 时 计算 。 

2. 产量 定额 

产量 定额 亦 称 “ 每 工 产量 "， 是 指 在 正常 条 件 下 ， 在 合理 的 使 用 材料 ， 合 理 的 机 械 配合 
条 件 下 ， 规 定 某 种 专业 技术 等 级 的 工人 小 组 或 个 人 ， 在 单位 时 间 ( 工 日 ) 内 完成 的 合格 产品 
的 数量 。 

时 间 定额 和 产量 定额 的 关系 如 下 。 
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ША 
КҮЛЕГЕШ 
7 
3， 关 于 人 工 消耗 量 的 确定 
安装 工程 预算 定额 人 工 消耗 量 ， 是 以 劳动 定额 为 基础 确定 的 完成 单位 子 目 工程 所 必须 
消耗 的 劳动 量 。 定 额 中 的 人 工 消耗 量 ， 不 分 列 工种 和 技术 等 级 ， 一 律 以 综合 工 日 表示 。 其 
综合 人 工 工 日 消耗 量 包 括 基本 用 工 、 超 运 距 用 工 和 人 工 幅度 差 。 综 合 工 日 公式 为 















































RETH- УЕЛ + рал! Туп Атан @-1) 
„бй: эшш: сонна 
工 数量 ， 
超 运 距 用 工 一 一 是 指定 额 取 定 的 材料 、 成 品 、 半 TO 
гаш уне E 


的 停 软 时 间 ， 施 工 机 变换 位 置 及 施工 中 移动 临时 水 、 电 线路 
.. 发 生 的 不 可 避免 的 间歇 时 间 ， 施 工 中 水 、 电 
维修 用 工 ， зан 验收 、 质 量 检 查 、. 掘 开 及 修复 的 时 间 ， 现 场 内 操 








ши. атша снна. 配合 中 不 可 避免 





























作 地 点 转移 影响 前 操作 时 间 ， E ттаныну п ФИТ. 
安装 工程 定额 人 工 幅 度 差 ， ода 外 一 般 为 12% 左 右 。 
1.3.2 MEBER Ж 4 ww 
L Ж Kena = 


材料 消耗 定额 是 指 在 正常 施工 条 件 下 ， 合 理 使 用 材料 的 情况 下 ， 完 成 每 单位 合格 产品 
所 必须 消耗 的 各 种 材料 、 成 品 、 半 成 品 的 数量 标准 。 

2， 安 装 工程 材料 的 分 类 

安装 工程 的 材料 可 分 为 主要 材料 和 辅助 材料 。 

(1) 主要 材料 : 构成 安装 工程 主体 的 材料 , 称 为 主要 材料 (简称 主 材 ), 在 消耗 量 定额 中 ， 
以 ( ) 标 明 。 

(2) 辅助 材料 : 完成 该 分 部 分 项 工程 不 可 缺少 的 次 要 材料 ， 称 为 辅助 材料 (简称 辅 材 )。 

3. 主要 材料 的 损耗 量 














子 目 材料 消耗 量 = 材料 净 用 量 + 损 耗 量 = 材料 净 用 量 X(1+ 损 耗 率 ) (1-2) 


AP: 材料 净 用 量 一 一 构成 工程 子 目 实体 必须 占有 的 材料 
材料 损耗 量 一 一 包括 从 工地 仓库 、 现 场 集中 堆放 地 点 或 现场 加 工地 点 到 操作 或 安装 
地 点 的 运输 损耗 、 施 工 操作 损耗 、 施 工 现场 堆放 损耗 等 。 
用 量 很 少 的 零星 材料 ， 计 列 入 其 他 材料 费 内 ， 并 以 占 该 定额 项 目的 辅助 材料 的 百分比 
表示 。 
ШИШИЙ з 























1.3.3 机械 台 班 消耗 量 
1. 机 械 台 班 消耗 量 的 概念 
机 械 台 班 消耗 量 是 指 施工 机 械 在 正常 施工 条 件 下 ， 合 理 的 组 织 劳动 和 使 用 机 械 ， 完 成 
单位 合格 产品 (或 某 项 工作 ) 所 必需 的 工作 时 间 。 
2. 机 械 台 班 定额 的 分 类 


(Т) 时 间 定 额 : 单位 产品 时 间 定 额 即 生产 质量 合格 产品 所 必须 消耗 的 时 
为 “ 台 班 ”。 
(2) 产量 定额 ， 台 班 产量 定额 就 是 每 台 班 时 间 内 生产 质量 合格 的 单位 产品 的 数量 。 


Тан 说 明 


构成 定额 的 三 要 素 在 消耗 量 定额 表 中 的 体现 (以 《湖北 省 通 几 安 又 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 为 
例 )， 见 表 1-1. - 

Ж 1-1 5 2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 十 册 给 排水 管道 安装 》 中 的 
“室内 管道 安装 ”的 部 分 定额 ， 现 在 提出 如 下 问题 ; 安装 10m 螺纹 连接 的 DN25 的 室内 焊接 钢管 ( 即 规定 计 
量 单位 的 分 项 工程 )， 需 要 消耗 多 少 人 工 、, 材 料 和 和 机械 台 班 呢 ? 

从 该 消耗 量 定额 表 中 ， 我 们 可 以 清楚 地 知道 ， 安 装 10m 螺纹 连接 的 DN25 的 室内 焊接 钢管 ， 需 要 消 
耗 普 工 0.566 个 工 日 、 技 工 1.32 DHI Ж 10.20m 的 DN25 的 焊接 钢管 (主要 材料 ， 其 中 0.2m 为 损耗 量 )， 
其 余 的 材料 (如 15.14 个 DN25 的 焊接 钢管 接头 零件 、3.19 站 人 岗 锯条 、1.05 个 DN25 的 管子 托 钧 、1.93 个 
DN25 的 单 立 管 卡子 等 ) 均 为 辅助 材料 ; 机 械 台 班 消耗 量 有 三 项 》 分 别 是 0.02 个 台 班 的 p60~150 的 砂轮 切 
割 机 、0.03 E HEE. 0.008 台 班 的 3ОМРа Ж/Б Ж. 


RID 安装 工程 消耗 量 定额 举例 (室内 给 水 管道 安装 之 焊接 钢管 螺纹 连接 ) 























=í 


， 计 量 单位 






























































工作 内 容 ， 打 洞 堵 眼 、 切 管 、 套 丝 、 上 零件 、 调 直 、 栽 钧 卡 、 管 道 及 管件 安装 、 水 压 试验 ”计量 单位 ，10m 
定 额 编号 C10-185 | С10-186 | С10-187 | С10-188 
项 a 公称 直径 (mm 以 内 ) 
15 20 25 32 40 
名 称 数 量 
人 普 工 a 0.471 0.471 0.566 0.566 0.674 
T 技工 А 1.099 1.099 1.320 1.320 1.573 
镀 锌 钢管 DN15 т | (10.200) 
ЕЕЕ DN20 т = — = 
M 镀 锌 钢管 DN25 т (10.200) == == 
镀 锌 钢管 DN32 т = (10.200) = 
镀 锌 钢管 DN40 m (10.200) 
料 | 室内 镀 锌 钢管 接头 零件 DN15 | 个 
室内 镀 锌 钢管 接头 零件 DN20 | + = = as; 
室内 镀 锌 钢管 接头 零件 DN25 | 个 15.140 = = 
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===] 
续 表 
名 称 单位 数 量 
室内 镀 锌 钢管 接头 零件 DN32 | 个 = = = 10.880 == 
室内 镀 锌 钢管 接头 零件 DN40 | 个 7.840 
管子 托 钧 DN15 T 1.100 
ЕШ DN20 a = 1.370 s= = = 
管子 托 钧 DN25—32 个 = - 1.050 1.050 == 
单 立 管 卡子 DN25 + 0.710 2.190 1.930 = = 
单 立 F DN50 以 内 * = = = 1.930 == 
材 WERL 8— 128 0050 | оозо | 0060 | 0070 | (0080 
普通 硅 酸 盐水 泥 32.5 0.780 4.840 3.890 3.890 == 
机 油 0160 | о200 | o430 | олѕо | 0140 
料 中 ( 粗 ) 砂 g 0.002 0.010 0.010 0.010 
破 布 | kg | о | 00-1 0120 0.130 0.200 
钢 锯条 3.190 3.410 3.380 
砂轮 片 $ 400 = 0.060 0.070 0.070 
聚 四 氛 乙 烯 生 料 带 Ce 15.140 | 13056 | 11564 
LRA laxi | 0.100 0.120 0.100 
氧气 [Ko БЕСІН 0.260 0.360 0.270 
水 | e | 00 | ooo | oogo | олоо | 0130 
й 管子 切断 机 $60~150 ан — | — | ooo 0.020 0.040 
ІҢ В зот Г ЕТ! = | v 700% 0.030 0.030 
ТАЕЖЕ 30MPa 0:008 0.008 0.008 
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1.《 湖 北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 编制 依据 


(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)。 

(2)《 建 设 工程 计价 设备 材料 划分 标准 》(GB/T 50531 一 2009)。 
(3)《 建 设 工程 劳动 定额 ”安装 工程 》(LD/T 74.1 一 4 一 2008)。 
(4)《 全 国 统一 安装 工程 基础 定额 》(GJD 203 一 2006)。 

(5) 相关 专业 施工 、 验 收 、 设 计 规范 。 


2. 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 编制 概况 


1) 定额 的 主要 内 容 
根据 安装 工程 的 专业 特征 和 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 的 结构 设置 以 及 在 2008 版 《 湖 
北 省 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 基础 上 进行 增补 、 删 减 、 重 组 ，2013 版 《湖北 
省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 将 消耗 量 定额 分 为 十 二 册 ， 具 体 包括 : 

《第 一 和 肝 ”机 械 设备 安装 工程 》 
i 安装 工程 》 
[ 艺 金 属 结构 制作 安装 工程 》 
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《第 四 册 ”电气 设备 安装 工程 》 

《第 五 册 ”建筑 智能 化 工程 》 

《第 六 自动 化 控制 仪表 安装 工程 》 
ЕЖ 通风 空调 工程 》 

《第 八 册 ”工业 管道 工程 》 
1," 
ГЛ) 














消防 工程 》 
给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 

《第 十 一 册 ”通信 设备 及 线路 工程 

《第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 

从 总 册 数 来 看 ， 本 定额 与 2008 版 《湖北 省 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 相 比 ， 
主要 变化 在 于 删除 了 2008 版 定额 中 的 《第 四 册 ，” 炉 窗 砌 筑 工 程 》 和 尺 第 十 三 册 长 距离 输送 
管道 工程 )。 қ 

2) 定额 结构 形式 AN 

消耗 量 定额 及 单位 估价 表 是 由 定额 总 说 明 、 册 说 明 \ 目录 、 各 章 ( 节 ) 说 明 ， 分 项 工程 
定额 表 和 附录 或 附注 组 成 。 其 中 ， 分 项 工程 定额 表 是 核心 内 容 ， 它 包括 分 项 工程 的 工作 内 
容 ， 计 量 单位 ， 定 额 编号 ， 项 目 名 称 ， 人 工 习 材料 \ 机 械 的 消耗 量 及 其 基价 等 ， 其 结构 形 
式 见 表 1-2。 ‚ K: 















































表 1-2、 聚 丙烯 塑料 给 水 管 ( 热 、 电 熔 ) 
LEWA: MHAR, UR, ARDURE, оиа Е, БИК, 单位 ，10m 
xA | С10-341 






ШЕЕ 





人 工 费 /元 价 
材料 费 /元 ? Ë 表 

























机 械 费 /元 
В 普 工 工 日 60.00 

给 水 聚 丙烯 塑料 管 m (10.200) (10.200) 
聚 丙烯 塑料 给 水 管 接 头 零件 ў (16.370) (11.520) 量 

材料 塑料 管子 卡 玛 DN20 Ч 13.010 = ж 
塑料 管子 卡 玛 DN25 11.410 额 
水 0.060 0.080 
其 他 材料 费 1.000 1.100 

机 械 热 熔 焊 接 机 SH-63 0.040 0.040 
WER 30MPa 0.008 0.008 








其 中 消耗 量 定额 只 规定 完成 单位 分 项 工程 或 结构 构件 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 消耗 的 
数量 标准 ， 理 论 上 讲 不 以 货币 形式 来 表现 ， 而 单位 估价 表 是 将 预算 定额 中 的 消耗 量 在 本 地 
区 用 货币 形式 来 表示 ， 一 般 不 列 工料 机 消耗 数量 。 为 了 方便 预算 编制 ， 部 分 地 区 将 消耗 量 

1 WN 
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定额 和 单位 估价 表 合并 ， 不 仅 列 出 工料 机 消耗 数量 ， 同 时 也 列 出 工 、 料 、 机 预算 价格 及 工 
程 预算 单价 汇总 值 ， 即 定额 基价 。 








1.5 安装 工程 预算 定额 单价 的 确定 


1.51 定额 人 工 工资 单价 的 确定 


人 工 工资 单价 是 指 一 个 建筑 安装 生产 工人 一 个 工作 日 ( 按 我 国 劳动 法 的 规定 , 一 个 工作 

日 的 工作 时 间 为 8 小时， 简称 “ 工 日 ”) 在 计价 时 应 计 入 的 全 部 人 工 费用 。 它 基本 上 反映 了 
建筑 安装 生产 工人 的 工资 水 平和 一 个 工人 在 一 个 工作 日 中 可 以 得 到 的 报酬 。 合 理 确定 人 工 
工资 单价 是 正确 计算 人 工 费 和 工程 造价 的 前 提 和 和 基础。 计算 公 4%, 
定额 人 工 工资 单价 = 基本 工资 + 奖金 + 津贴 、 кел 班 加 点 工资 + 

特殊 情况 下 支付 




























































































Стб. PLM ш) 

湖北 省 建设 工程 定额 人 工 单价 实行 动态 管理 办 法 ”每 半年 进行 一 次 测算 和 调整 ， 只 有 
调整 期 的 定额 人 工 单价 与 前 期 的 定额 人 工 单价 的 增 减 超过 5% 时， 定额 人 工 单价 才 予 以 调 
整 。 如 遇 特殊 情况 ， 调整 的 周期 和 幅度 下 根据 实际 情况 另 3 行 处 置 。 

EIRA LAMIUM SRA DI iris ae ia P Rss Ш 机 构 统一 负责 实施 。 人 工 单价 
НЫНА МАЛЫН . 副 除 人 工 因 素 ， 取 定 分 项 工程 芝 
务 分 包 合同 纯 人 工 价格 сас UT POD XT uj, 用 各 专 
业 工程 在 整个 建筑 业 所 省 的 权重 和 各 分 项 考 业 工程 的 比例 ， 复 合成 一 个 综合 的 定 
额 人 工 单价 ， N изат уйт. 高 级 技工 的 定额 人 工 单价 。 


1\ 
1.5.2 TINAAS NIRE 


定额 的 材料 预算 单价 ， 材 料 价格 是 指 材料 (包括 构件 、 成 品 或 半成品 ) 从 其 来 源 地 (或 交 
货 地 点 ) 到 达 施 工 现场 工地 仓库 出 库 的 价格 。 材 料 预算 价格 组 成 如 图 1.4 所 示 。 
— 材料 供应 价 






































外 塌 运 杂费 
材料 运 杂 费 


材料 预算 价格 一 < Шы 


材料 运输 损耗 费 

材料 采购 费 
材料 仓储 费 
工地 保管 费 
仓储 损耗 


NO 材料 采购 及 保管 费 








图 1.4 ”材料 预算 价格 组 成 示意 图 
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工作 任务 1 一 


1.5.3 定额 施工 机 械 台 班 单价 的 确定 


定额 的 施工 机 械 台 班 单价 是 以 “ 台 班 ”为 计量 单位 , 机 械 工 作 8 小 时 称 为 “一 个 台 班 ?。 
施工 机 械 台 班 单价 是 指 一 个 施工 机 械 ， 在 正常 运转 条 件 下 一 个 台 班 中 所 支出 和 分 挫 的 各 种 
费用 之 和 。 

施工 机 械 台 班 单价 由 两 类 费用 组 成 ， 即 第 一 类 费用 和 第 二 类 费用 。 

1， 第 一 类 费用 (也 称 不 变 费 用 ) 

这 一 类 费用 不 因 施 工地 点 和 条 件 不 同 而 发 生变 化 , 它 的 大 小 与 机 械 工 作 年 限 直接 相关 ， 
其 内 容 包 括 机 械 折旧 费 、 机 械 大 修理 费 、 机 械 经 常 修理 费 、 机 械 安 拆 费 及 场 外 运输 费 四 项 。 

2， 第 二 类 费用 (也 称 可 变 费用 ) A 

这 类 费用 是 机 械 在 施工 运转 时 发 生 的 费用 , 它 常 因 施 工 oot 
它 的 大 小 与 机 械 工作 台 班 数 直接 相关 ,其 С. 小 燃料 、 动 力 费 和 税 费 三 项 。 

























































































1.6 安装 工程 预算 定额 基价 的 确定 
2 A 
1.6.1 安装 工程 和 定额 从 的 组 成 
CAA А 
ВНЕЛЕ ВАГИ НАСТ. ВАЕ) У НАСТ. М, Ж 
ВРТНЕ о, ААВ B AT t. HERATI, EAEN 














就 是 工程 定额 基价 。 计 算式 为 о" 
д ЕТ (1-4) 
其 中 x 人 工 费 = X (人工 正 日 用 量 x 人 工 日 工资 单价 ) (1-5) 
材料 费 = ОНИ нк ЯЛ) (1-6) 
Bum = 对 (机 械 台 班 消耗 量 x 相 应 机 械 台 班 单价 ) (1-7) 


说 明 : 式 (1-4) 材 料 费 中 的 定额 材料 消耗 量 ， 是 指 辅助 材料 消耗 量 ， 不 包括 主要 材料 。 
主要 材料 (未 计价 材料 ) 费 ， 应 另行 计算 。 


Crn 说 明 


ER 1-2， 计 算 安装 单位 10m 的 DN20 聚 丙烯 塑 料 给 水 管 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 及 基价 。 
[8] ZER 1-2 可 知 : 

人 工 费 =60 x 0.290+92 x 0.676=79.61( 元 /10m) 

材料 费 ( 辅 助 材料 )=1.97 x 13.01+0.06 x 3.15+1 x 1=26.82( 元 /10m) 

机 械 费 =17.51 x 0.04+117.24 x 0.008=1.64( 元 /10m) 

DN20 聚 丙烯 塑料 给 水 管 基价 =79.61+26.82+1.64=108.07( 元 /10m) 


N жтнжнше СОО 


із МЭЭМ 
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1.6.2 安装 工程 预算 定额 基价 的 作用 





安装 工程 预算 定额 基价 依据 《全 国 统一 建筑 工程 基础 定额 》 或 各 省 、 市 、 自 治 区 建筑 
工程 预算 定额 、 地 区 现行 的 工资 标准 、 地 区 现行 的 材料 价格 、 地 区 现行 的 机 械 台 班 价格 、 
家 和 地 区 的 有 关 规 定编 制 。 预 算 定额 基价 表 是 确定 建筑 安装 工程 造价 的 主要 依据 ， 是 甲 、 
乙 双 方 进行 工程 价款 结算 的 主要 依据 , 是 编制 工程 招标 控制 价 和 施工 企业 投标 报价 的 依据 ， 
是 建筑 施工 企业 进行 工程 成 本 分 析 和 经 济 核算 的 依据 。 





















































1.7 安装 工程 预算 定额 未 计价 材料 
|< 
1.7.1 未 计价 材料 < 

ARTERE RIARI 和 置 并 固定 在 一 定 地 方 的 工作 ， 
或 是 将 材料 、 元 件 经 过 加 工 并 安置 、 装 配 而 形成 存 价值 功能 的 产品 的 一 种 工作 。 在 计算 安 
装 所 需 费用 时 ， 设 备 安装 民 (能 计算 安装 费 ， Juta riti, THN 么 过 现场 加 工 并 安 
装 成 产品 时 ， 不 但 要 计算 安装 费 ， 还 sn 在 定额 制定 中 ， 将 消耗 的 
辅助 或 次 要 材料 价值 ， 计 入 定额 基价 нын. 因 全 国 各 地 价格 差异 绞 大 ， 如 果 
主 材 也 进入 统一 基价 ， 势 必 增 加 衬 料 价差 调整 难度 。 所 以 > 在 单 位 舍 价 表 中 ， 只 规定 了 构 
成 工程 实体 的 主要 材料 的 名 称 -于 格 、 品 种 和 消耗 数 时 1 在 定额 基价 中 ， 未 计算 它 的 价值 
Kits uriy RSR AEAT, ARH 
材料 。 < <É 

эл. айынан. 不 同 规格 和 型 号 的 材料 加 工 制 作 安装 后 达 
到 设计 目的 和 要 求 ， 这 时 定额 不 可 能 一 一 列 全 ， 所 以 ， 也 需要 将 其 作为 未 计价 材料 。 


1.7.2 未 计价 材料 费 的 计算 

1. 定额 中 的 未 计价 材料 

未 计价 材料 是 指 在 定额 中 只 规定 了 它 的 名 称 、 规 格 、 品 种 和 消耗 量 ， 定 额 基价 中 未 计 
入 材料 价值 的 这 部 分 材料 。 分 部 分 项 工程 中 的 主 材 大 都 为 未 计价 材料 。 定 额 中 的 未 计价 材 
料 一 般 有 两 种 表现 形式 ， 相 应 的 计算 未 计价 材 价值 的 方法 也 有 两 种 。 

(1) 定额 表格 中 列 出 了 定额 含量 的 未 计价 材料 ,在 定额 表 中 它 的 数量 一 般 以 (”) 形 式 表 
现 ， 见 表 1-3. 
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工作 内 容 : 留 堵 洞 眼 、 切 管 、 热 熔 或 电 熔 连接 、 管 道 安装 调整 、 安 管 卡 、 试 压 。 单位 ，10m 

































定额 编号 C10-341 С10-342 
ЯН 公称 直径 (mm 以 内 ) 
20 25 

基价 /元 108.07 106.22 

人 工 费 /元 79.61 79.61 

其 中 材料 费 /元 26.82 24.97 

机 械 费 /元 1.64 1.64 

名 称 单价 /元 数量 
普 工 60.00 0.290 0.290 


92.00, 


















给 水 聚 丙烯 塑料 (10.200) (10.200) 
聚 丙烯 塑料 给 水 管 接头 零件 (16.370) (11.520) 
B $$ 子 卡 玛 DN20 13.010 = 
ин TEH DN25 11.410 
0.060 0.080 
其 他 材料 费 1.000 1.100 









热 熔 焊 接 机 SH-63 
WUER 30MPa 


机 械 0.040 0.040 





表 1-3 中 把 其 定额 消耗 量 用 括号 括 起 来 的 材料 存 两 不 分 别 为 给 水 聚 丙烯 塑料 管 和 育 
丙烯 塑料 给 水 管 接头 零件 ， 其 价值 未 计 入 定额 基价 ;* ;这 两 种 材料 为 未 计价 材料 。 
未 计价 材料 费 的 针 算 公式 为 
Қ 未 评价 材料 数量 = 按 施工 图 算出 的 工程 量 x 括 号 内 的 材料 消耗 量 (1-8) 
未 计价 材料 费 ( 主 材 费 )- 未 计价 材料 数量 x 材 料 市 场 单价 1-9) 
«Тән 说 明 


某 住宅 给 水 安装 工程 ， 经 计算 共用 DN25 的 聚 丙 烯 塑料 给 水 管 120m( 工 程 量 )，DN25 的 聚 丙烯 塑料 管 
市 场 价 为 15.7 元 Im， 其 接头 零件 的 市 场 价 为 3.32 元 /个 ， 试 求 聚 丙烯 塑料 管 及 其 接头 零件 的 费用 。 
查阅 消耗 量 定额 ( 表 1-2)， 应 套用 C10-342 FE, 








5: 


则 该 规格 的 管材 数量 为 
120m x 1.020=122.4m 
管材 费用 为 
122.4m х 15.7 元 /m=1921.68 元 
则 该 规格 的 数量 为 
120m х 1.152 个 /m=138.24 个 
其 管材 的 接头 零件 费 为 


138.24 个 х 3.32 元 /个 =458.96 元 





МЭЭ 
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ИЙЖЕТЕПШӘНИ S 
=== 





(2) 定额 中 未 列 含量 的 未 计价 材料 或 含量 中 没有 包含 损耗 只 有 净 含 量 的 未 计价 材料 ， 
见 表 1-4。 





Ж1-4 接地 极 ( 板 ) 制 作 、 安 装 
工作 内 容 : 尖端 及 加 固 帽 加 工 、 接 地 极 打 入 地 下 及 埋设 、 下 料 、 加 工 、 焊 接 ， 计量 单位 ; 根 





































定额 编号 
项 目 - 角钢 接地 极 
坚 主 普通 土 坚 土 
基价 /元 67.53 47.89 51.31 
人 工 费 /元 45.09 32.20 35.62 
其 中 材料 费 /元 3.69 3.19 3.19 


机 械 费 /元 


钢 ГІЛІ А (1.000) 
角钢 接地 极 == (1.000) (1.000) 
电焊 条 结 422032 x . 0.200 0.150 0.150 
203 1.500 1.000 1.000 
0.260 0.260 0.260 
0.020 0.020 0.020 


材料 
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1-4 中 的 定额 表格 中 烈 出 未 计价 材料 钢管 ТІГІ 1 根 ， 没 有 计算 损 
耗 ， 这 种 情况 下 ， 未 计价 材 首先 按 其 施工 图 图 未 设计 用 量 (加 上 定额 规定 的 主要 材料 损耗 量 


机 械 








计算 出 总 消 ш; 然后 再 计算 出 主 材 价值 3 计算 公式 为 
洪 逢 价 材料 数量 = 按 施 工 图 算出 的 工程 量 x(1+ 施 工 损耗 率 ) (1-10) 
未 计价 材料 价值 = 未 计价 材料 数量 x 材料 单价 (1-11) 


Сания 


某 防 雷 接地 工程 须 埋 设 角 钢 (L 50 x 5) 接 地 极 24 根 ， 每 根 长 2.5m， 和 角钢 每 吨 的 价格 为 3500 元 ， 试 计 
算 角 钢 的 总 价值 。 

【 解 〗 角 钢 接地 极 的 敷设 ， 根 据 土 质 应 套用 C4-901 或 C4-902 子 目 ， 查 第 四 册 后 附 《 材 料 损耗 率 表 》， 
可 知 型 钢 的 损耗 率 为 5%， 又 知 该 规格 角钢 的 每 米 质量 为 3.77kg。 则 该 工程 中 : 

角钢 总 长 度 =24 x 2.5=60(m) 

角钢 总 消耗 量 =60 x (1+5%) x 3.77=237.51(kg)=0.238 t 

角钢 总 价值 =0.238 x 3500=833( 元 ) 


2 定额 中 的 已 计价 材料 
在 定额 制定 时 ， 将 消耗 的 辅助 或 次 要 材料 价值 ， 计 入 定额 基价 中 ， 这 些 材 料 就 称 为 计 








价 材料 。 如 表 1-3、 表 1-4 两 个 定额 表格 中 所 列 出 材料 ， 在 数量 栏 中 不 带 括号 的 都 是 计价 材 





2##%17\ кетеш) УЭ 





料 ， 其 价值 已 计 入 定额 基价 内 ， 编 制 预算 时 不 应 另行 计算 。 
18 安装 工程 预算 定额 系数 


1.8.1 定额 系数 


预算 定额 是 在 正常 施工 条 件 下 编制 的 ， 而 实际 施工 条 件 复杂 、 多 变 ， 当 实际 施工 条 件 
与 定额 条 件 不 符 怎么 办 ? 为 了 既 满足 工程 实际 计价 的 需要 ， 又 使 定额 简明 实用 ， 便 于 操作 ， 
在 安装 工程 中 我 们 引入 了 定额 系数 。 定 额 系数 是 定额 的 重要 组 成 部 分 ，2013 版 《湖北 省 通 
用 安装 工程 消耗 量 定额 与 单位 估价 表 》 把 定额 系数 按 其 实质 内 容 分 为 子 目 系数 、 工 程 系 统 
系数 和 综合 系数 三 类 。 

人 家， 而 
整 内 容 ， 如 各 章节 规定 的 定额 子 目 调整 系数 、 超 高 系数 ж 工 系数 等 。 原 则 上 来 讲 ， 
ааа ы. RAINHA TERRAM 
暗室 施工 系数 则 是 平行 关系 。 Уу. 
工程 系统 系数 是 与 工程 建筑 形式 或 工程 统 调 试 有 关 的 费用 。 例 如 ， 高 层 建筑 增加 系 
数 ， 通 风 工程 检测 、 调 试 系数 ， 采 咀 工 程 系统 询 试 费 系数 等 均 为 此 类 系数 类 型。 
综合 系数 是 与 工程 本 体形 态 无 直接 关系 ; 而 与 施工 方法 和 施工 环境 有 关 的 系数 。 例 如 
脚手架 拱 拆 系数 ， 安装 与 生产 同时 进行 增加 系数 ， 有 害 环境 影响 增加 系数 等 。 

子 目 系数 是 计 取 工 程 系 红 双 数 的 基础 ， 了 日 系 并 和 系统 系数 是 计算 综合 系数 的 基础 
1.8.2 有 关系 数 使 用 说 明 一 ы» 

ЕСІТТІ Г £= 

J 

安装 工程 预算 定额 是 按 操 作物 高 度 在 定额 高 度 以 下 施工 条 件 编制 的 ， 定 额 工效 也 是 在 
这 个 施工 条 件 下 测定 的 ， 如 果实 际 操作 物 高 度 超 高 定额 高 度 ， 那 工效 肯定 会 降低 ， 为 了 弥 
补 因 操作 物 高 度 超过 定额 编制 要 求 的 高 度 而 造成 的 人 工 降 效 ， 因 此 要 计 取 超 高 增加 费 。 

超 高 增加 费 的 安装 高 度 的 计算 ， 有 楼 地 面 的 按 楼 地 面 至 安装 物 底 的 高 度 ， 无 楼 地 面 的 
按 操 作 地 面 (或 安装 地 点 的 设计 地 面 ) 至 安装 工作 物 底 的 高 度 确定 。 超 高 增加 费 的 高 度 除 个 
别 册 另 有 规定 外 ， 本 定额 统一 了 电气 设备 安装 工程 、 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 、 通 风 空调 
工程 、 消 防 工程 、 建 筑 智能 化 系统 工程 超 高 费 的 计 取 高 度 都 为 3.3m， 但 各 册 的 系数 有 所 不 
同 ， 要 注意 区 分 。 

超 高 增加 费 的 计 取 方 法 是 以 超过 规定 高 度 以 上 部 分 的 工程 人 工 费 为 基数 乘 以 相应 系数 
计算 。 规 定 高 度 以 下 部 分 的 工程 人 工 费 不 作为 计算 基数 ， 超 高 增加 费 全 部 为 人 工 费 。 

2、 高 层 建筑 增加 费 

高 层 建筑 增加 费 ， 是 指 在 高 层 建筑 (高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 ) 施 工 应 
增加 的 人 工 降 效 及 材料 垂直 运输 增加 的 人 工 费用 。 

高 层 建筑 增加 费 的 计 取 方法 是 以 全 部 工程 的 人 工 费 ( 含 子 目 系 数 人 工 费用 ) 为 基数 乘 以 
规定 的 系数 计算 。 注 意 全 部 工程 是 指 含 6 层 或 20m 以 下 工程 部 分 ， 也 包括 地 下 室 工 程 。 高 
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с” 建筑 安装 工程 计量 与 计价 NNNNNNN 








层 建筑 增加 费 内 容 全 部 为 因 降 效 而 增加 的 人 工 费 。 

高 层 建 筑 增加 费 各 册 定额 规定 的 高 层 建 筑 增加 费 系 数 各 不 相同 ， 但 都 是 根据 建筑 的 
数 和 建筑 物 高 度 为 指标 设置 的 ， 选 择 系数 时 ， 应 按照 层 数 和 高 度 两 者 中 的 高 值 确定 。 
3， 脚 手 架 搭 折 党 


安装 工程 脚手架 搭 拆 费 的 计算 与 土建 不 同 ， 安 装 工程 各 册 定 额 中 的 脚手架 搭 拆 费 均 采 
系数 计算 。 各 册 测 算 系 数 时 是 综合 取 定 的 ， 考 虑 了 以 下 几 个 因素 : 

Q 各 专业 工程 交叉 作业 施工 时 ， 可 以 互相 利用 脚手架 的 因素 ,在 测算 系数 时 已 扣除 可 
以 重复 利用 的 因素 。 
@ 如 果 安 装 工程 部 分 或 全 部 利用 土建 工程 的 脚手架 , 脚手架 搭 拆 费 照 列 , 但 对 土建 应 
作 有 偿 使 用 。 А 
© 无 论 现场 是 否 发 生 , 均 按 各 专业 工程 规定 的 系数 计 ena, 包干 使 用 , 不 














NI 























































































































/ 


得 换算 。 x 

安装 工程 脚手架 拱 拆 费用 的 计 取 方法 是 以 全 部 工程 入 工 费 ( 含 子 目 系数 、 工 程 系 统 系数 
人 工 费 用 ) 为 计算 基数 乘 以 脚手架 拱 拆 费 系数 计算 :计算 所 得 脚手架 措 拆 费 包括 措 拆 脚手架 
所 需 的 和 人工 费 和 材料 费 ， 其 中 ， 人 工 费 占 25%， 闭 料 费 占 75%. 

各 册 定 额 规定 的 脚手架 拱 拆 费 系数 不 相同 例如 ， 电 气 设备 安装 工程 规定 ， 脚手架 拱 
拆 费 按 人 工 费 4% 计 算 ， 其 中 ， сен 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 规定 : 脚手架 
3 rb E 0/4 Pl қ ь %, -, 
ИМЕНЕ А TII SiS, Жей ACE Lt ti 25% X, 

4. RRK A ине ҳа 

安装 与 生产 同时 进 和 加 费 ， 是 指 改 扩建 工程 在 生产 车 间或 装置 内 施工 时 ， FEP 
干扰 安装 工程 正常 进行 而 降 效 的 增加 费 , ADARRE 22 ЕЛЕ" ЯШЕЛ. RORO EAE 

5. 在 有 害 从 身 健康 环境 中 施工 增加 费 


在 有 害 人 身 健康 环境 中 施工 增加 费 ， 是 指 改 扩建 工程 在 生产 车 间或 装置 内 施工 时 有 害 
气体 或 高 分 贝 的 噪声 超过 国家 标准 以 致 影响 工人 身体 而 降 效 的 增加 费 ， 不 包括 劳保 条 例 规 
定 应 享受 的 工种 保健 费 。 

有 害 人 身 健 康 环 境 中 施工 增加 费 按 人 工 费 的 10% 计 算 。 


«Тан 说 明 


设 某 工 程 共 12 层 (总 高 度 45.6m)， 其 中 底层 层 高 6m， 其 余 层 高 均 为 3m， 经 计算 该 楼 电气 照明 工程 的 
分 部 分 项 工程 费 (不 含 各 项 调整 系数 ) 为 120000 元 ， 其 中 ， 人 工 费 18000 元 ; 底层 照明 分 部 分 项 工程 费用 
30000 元 ， 其 中 ， 人 工 费 8000 元 ; 底层 安装 高 度 超过 3.3m 的 分 部 分 项 工程 费用 6000 元 ， 其 中 ， 人 工 费 
2500 元 (不 包括 装饰 灯具 安装 的 分 部 分 项 工程 费用 和 人 工 费 ); 试 计算 各 项 系数 增加 费 。 

【 解 〗(1) 计算 超 高 施工 增加 费 。 

计算 条 件 : 该 工程 底层 层 高 6m， 超 过 3.3m 以 上 部 分 有 照明 工程 ， 符 合 电气 照明 工程 计算 超 高 费 的 条 件 。 

计算 基数 : 底层 超过 3.3m 以 上 的 工程 人 工 费 2500 元 ， 其 余 各 层 未 超 高 ， 不 计算 此 项 费用 .。 

计算 系数 : 按照 电气 安装 工程 定额 分 册 的 规定 : 操作 物 高 度 离 楼 地 面 3.3m 以 上 、8m 以 下 的 电气 安装 
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工程 ， 按 超 高 部 分 人 工 费 的 10% 计 算 (已 考虑 了 超 高 作业 因素 的 项 目 除外 )。 
即 “工程 超 高 增加 费 =2500 x 10%=250( 元 )， 其 中 ，250 元 全 部 为 人 工 费 。 
D 计算 高 层 建筑 增加 费 . 
计算 条 件 : 该 工程 共 12 层 ， 超 过 6 E; 或 总 高 度 45.6m， 超 过 20m， 符 合计 算 高 层 建筑 增加 费 的 条 件 。 
按照 子 目 系数 是 计算 工程 系统 系数 高 层 建 筑 增 加 费 的 基础 为 依据 ， 计 算 基数 : 工程 全 部 人 工 费 18000 
元 另 加 超 高 增加 费 250 元 (全 部 为 人 工 费 )。 
计算 系数 : 电气 照明 工程 12 层 (总 高 度 45.6m)， 两 者 区 取 较 大 值 ， 高 层 建筑 增加 费 系数 为 4%。 
їй 高 层 建筑 增加 费 : (18000+250) x 4%=730( 元 )， 其 中 ，730 元 全 部 为 人 工 费 。 
(3) 计算 脚手架 搭 拆 费 。 
计算 条 件 : 电气 安装 工程 中 的 脚手架 拱 拆 费 计 算 ， 除 了 定额 内 已 考虑 了 此 项 因素 的 项 目 外 ， 其 他 项 目 
可 以 综合 计 取 。 
计算 基数 : @ 工 程 全 部 人 工 费 18000 元 ; > 
@ 超 高 增加 费 250 元 ; <° 
回 高 层 建筑 增加 费 730 元 . 
计算 系数 : 电气 照明 工程 脚手架 措 拆 费 按 人 工 费 的 4% 计 25%. 
Ш 脚手架 搭 拆 费 : (18000+250+730) x 4%= э R 
Жф, ДІ.%: 759.2 x 25%=189.8( 元 ) SS 
(4) 计算 分 部 分 项 工程 费 合 计 .。 
已 知 : 
O 分 部 分 项 工程 费用 (不 含 各 项 调 RAW 元 ， 基 中 人 工 烛 18000 元 ; 
@ 超 高 增加 费 250 元 ; "S 
@ 高 层 建筑 增加 费 BOTS X % 
Ф 脚手架 拱 拆 费 759.2\ 元 EA 189.8 元 . 1 
所 以 : 
чәл к чт, Ми .2( 元 ) 
其 中 ， 人 250+730+189. об 8075) 


ГТ г 


本 工作 任务 介绍 了 什么 是 安装 工程 计量 与 计价 ， 以 及 基本 建设 不 同 阶段 应 进行 不 同 的 
计价 方法 ， 其 中 ， 施 工 图 预算 是 我 们 本 学 期 要 学 习 的 计价 方法 。 做 预算 离 不 开 定额 ， 本 工 
作 任务 的 重点 是 掌握 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 内 容 及 应 用 。 
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1. 名 词 解释 

(1) 安装 工程 计量 与 计价 
(2) 工程 定额 

(3) 定额 基价 

(4) 未 计价 材料 

(5) 定额 系数 
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2， 简 答题 


(1) 基本 建设 项 目 划分 为 几 个 层次 ? 

(2) 什么 是 定额 系数 ? 举例 说 明 哪 些 属于 子 目 系数 、 工 程 系统 系数 和 综合 系数 。 

(3) 未 计价 材料 费 如 何 计算 ? 

3. 动手 题 

请 登录 当地 工程 造价 信息 网 ， 查 找 目 前 给 排水 管材 、 卫 生 器 具 等 未 计价 材料 的 市 场 
价格 。 








<S 
„х 
`< 
е 
< о, 
„X> N 
> ` лл 
ç Xx 
PoS K 
; < > 


7 20 
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21 建筑 安装 工程 费用 定额 


2.1.1 建筑 安装 工程 费用 定额 的 概念 


建筑 安装 工程 费用 定额 是 指 除 了 耗 用 在 工程 实体 上 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 械 等 分 部 分 
项 工程 费 之 外 ， 还 有 在 工程 施工 生产 管理 及 企业 生产 经 营 管理 活动 中 所 必须 发 生 的 各 项 费 
开支 的 标准 。 
我 们 知道 ， 在 建设 工程 施工 过 程 中 ， 除 了 直接 耗 用 在 工程 实体 上 的 人 工 、 材 料 、 施 
机 械 等 费用 之 外 ， 还 会 发 生 一 些 虽 然 没 有 包括 在 预算 定额 项 目 之 内 ， 但 又 与 工程 施工 生 7 
和 维持 企业 的 生产 经 营 管理 活动 有 关 的 费用 ， 例 如 ， 夜 间 施 Z 9 安全 文明 施工 措施 
ааах атана нена, AAAY 多 ， 性 质 复杂 ， 对 工 
程 造价 的 影响 也 很 大 。 为 了 理 顺 参 建 各 方 的 经 济 关 系 ， 资金 的 合理 使 用 ， 也 为 了 
方便 计算 ， 在 全 面 深入 调查 研究 的 基础 上 ， 经 过 认真 并 кын, 按照 一 定 的 计算 基础 ， 
以 百分比 的 形式 ， 分 别 制定 出 上 述 各 项 费用 的 光标 准 、 就 是 建筑 安装 工程 费用 定额 














































































































2.1.2 建筑 安装 工程 费用 的 组 成 қ 
инектвяльканақі на, иин т. хъяня. pnañaq 
标 (2013) 44 5). УХ У 


ХЕ 

ООШ T EEA Т ЛЕГЕ 
工程 是 指 按 现 行 国家 计量 规范 对 各 专业 工程 划分 的 项 目 ” 是 分 部 工程 和 分 项 工程 的 总 称 。 
ти, шан карган азак TAD казеин. UA TEARD 
RIRS. y 

aN hip a P 发 生 于 该 工程 施工 期 和 施工 过 程 中 技 
术 、 生 活 、 安 全 、 环 境 保护 等 方面 的 费用 。 它 同人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 发 相 比 
具有 较 大 的 弹性 。 对 于 菜 个 具体 的 单位 工程 来 讲 ， 描 施 项 目 费 中 的 有 些 费用 需要 根据 施工 
现场 具体 的 情况 加 以 确定 ， 可 能 发 生 ， 也 可 能 不 发 生 ， 如 二 次 搬运 费 、 己 完工 程 及 设备 保 
护 费 和 冬 十 季 施 工 增加 费 等 

O 其 他 项 目 费 一 般 包括 暂 列 金 额 、 斩 估价 、 计 日 工 和 总 承包 服务 费 竺 。 

@) 规 费 是 指 政府 建设 行政 主管 部 门 ， 为 确保 工程 造价 的 管理 工程 安全 生产 的 监督 
和 施工 企业 职工 的 劳动 保障 而 规定 必须 计 入 工程 造价 的 费用 。 

(5) 税金 是 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 
教育 费 附 加 及 地 广 教 育 附加 。 


2.1.3 建筑 安装 工程 费用 定额 的 编制 原则 


建筑 安装 工程 费用 定额 是 计算 建筑 安装 工程 费用 、 编 制 工程 造价 文件 的 重要 依据 ， 它 
的 合理 性 和 准确 性 直接 关系 工程 造价 确定 的 准确 性 。 因此 , 编制 建筑 安装 工程 费用 定额 时 ， 
必须 贯彻 下 述 原则 。 
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-工作 任务 2 7 定额 计价 模式 下 安装 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 程 放 NNNNNNNNSS 


1， 按 照 社会 必要 劳动 量 确定 定额 水 平 的 原则 


根据 社会 必要 劳动 量规 律 的 要 求 ， 按 照 中 等 企业 开支 水 平 编制 建设 工程 费用 定额 ， 保 
证 大 多 数 建设 工程 企业 在 生产 经 营 、 组 织 和 管理 生产 中 所 必需 的 各 种 费用 。 合 理 地 确定 定 
额 水平 ， 定 额 才能 在 生产 组 织 管理 中 发 挥 作用 。 在 确定 建设 工程 费用 定额 时 ， 必 须 及 时 、 
准确 地 反映 企业 的 施工 管理 水 平 ， 同 时 也 应 考虑 材料 预算 价格 上 涨 、 定 额 人 工 费 的 变化 对 
建设 工程 费用 定额 中 有 关 费 用 支出 的 影响 因素 。 各 项 费用 开支 标准 应 符合 国务 院 、 财 政 部 、 
劳动 和 社会 保障 部 ， 以 及 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 的 有 关 规定 。 

2. 贯彻 “简明 、 适 用 ”原则 


确定 建筑 安装 工程 费 42 
明 ， 方 便 适用 。 要 结合 工程 建设 的 技术 经 济 特点 ， 在 认真 分 析 各 项 费用 属性 的 基础 上 ， 理 
顺 费用 定额 的 项 目 划分 。 有 关 部 门 可 以 按照 统一 的 费用 项 目 划 分 ， 制 定 相应 的 费 率 ， 费 率 
的 划分 应 与 不 同类 型 的 工程 和 不 同 企业 等 级 承担 工程 的 范 围 相 适应 , 按 工程 类 型 划分 费 率 ， 
实行 “同一 工程 、 同 一 费 率 "。 运 用 定额 计 取 各 项 必用 的 方法 应 力求 简单、 易 行 。 

3， 贯 彻 灵活 性 和 准确 性 原则 ‚Жу 

КУЛЛ Г ЛЛУ С EEA TERK. 
在 编制 其 他 直接 费 定额 时 ， 要 充分 对 施工 现场 中 的 各 种 因素 进行 定性 、 定 量 的 分 析 ， 从 而 
在 研究 后 制定 出 合理 的 费用 述 准 宪 编 和 间接 费用 写作 和议 场 经 红 定 额 时 ， 要 本 着 增产 、 
аланы ШЕ 
以 节约 企业 管理 费 的 有 关 费 用 支出 。 Ж,» 

i K 
NN 2.2 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 
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2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》( 鄂 建文 (2013】 66 号 ) 是 根据 《建设 工程 工 
程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)、《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 
一 2013) 等 专业 工程 量 计算 规则 、《 建 筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 》( 建 标 (2013) 44 号 )、《 建 
筑 工 程 安全 防护 、 文 明 施 工 措施 费用 及 使 用 管理 规定 》( 建 办 (2005)】 89 号 )、《 湖 北 省 建设 
工程 造价 管理 办 法 》 等 文件 规定 结合 湖北 省 实际 情况 编制 的 。 
湖北 省 建筑 安装 工程 费 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 
组 成 。 
其 中 ， 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 都 包含 人 工 费 、 材 料 ( 含 工程 设备 ， 
下 同 ) 费 、 施 工 机 具 使 用 费 、 企 业 管理 费 和 利润 。 

建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 如 图 2.1 所 示 。 
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1. 人 工 费 
2. 材料 费 
分 部 分 项 工程 费 < 3. 施工 机 具 使 用 费 
4. 企 业 管理 费 
5. 利润 
1. 安全 文明 施工 费 
ЖҮЗЕ” 2. ӨСІН ТМ 129 
зөлаяпя- 1 в лая, 
4. 工 程 定位 复 测 费 
ОА Н 96 DATH 
1. 已 完工 程 及 设备 保护 费 (2) 材 料 费 
pont 174 (зот дел 
Ë 2 其 他 单价 措施 ЧА (企业 管理 费 
Ў ае (0 қ Син 
Í P | 2. 暂 估价 Кы, 
ў чш | зант 机 具 使 用 费 
用 4 总 承包 服务 费 
š М (5) 利 润 
Н 
RAH 保险 费 22 
业 保险 费 Хы 
ІІ.” Normen „хл А 
% SL 
规 费 {ы 住房 公积金 nr Жы 
aesti өт > š 
S ұу 
N Тал УА 
УУ) 和 2 城市 建设 维护 税 
ЕТТІ 
4. 地 方 教育 附加 
图 2.1 建筑 安装 工程 费用 项 目 组 成 
2.2.1 分 部 分 项 工程 费 
分 部 分 项 工程 费 是 指 各 专业 工程 的 分 部 分 项 工程 应 予 列 支 的 各 项 费用 。 分 部 分 项 工程 
是 指 按 现 行 国家 计量 规范 对 各 专业 工程 划分 的 项 目 ， 是 分 部 工程 和 分 项 工程 的 总 称 。 如 电 
气 设备 安装 工程 划分 为 变压器 安装 工程 、 配 电 装 置 安装 工程 、 电 缆 工 程 和 照明 器 具 工程 等 。 
1. 人工 费 
人 工 费 是 指 直接 从 事 建筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 开支 的 各 项 费用 ， 内 容 包 括 以 下 
五 项 。 
(1) 计时 工资 或 计件 工资 : 是 指 按 计时 工资 标准 和 工作 时 间或 对 已 做 工作 按 计件 单价 
支付 给 个 人 的 劳动 报酬 。 


(2) 奖金 : 是 指 对 超额 劳动 和 增收 节 支 支付 的 劳动 报酬 ， 如 节约 奖 、 劳 动 竞赛 奖 等 。 
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-工作 任务 2 “\\ 定额 计价 模式 下 安装 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 程 NNNNNNNSNSS 

















(3) 津贴 、 补 贴 : 是 指 为 了 补偿 职工 特殊 或 额外 的 劳动 消耗 和 因 其 他 特殊 原因 支付 给 
个 人 的 津贴 ， 以 及 为 了 保证 职工 工资 水 平 不 受 物 价 影响 支付 给 个 人 的 物价 补贴 。 

(4) 加 班 加 点 工资 : 是 指 按 规 定 支付 的 在 法 定 节假日 工作 的 加 班 工 资 和 在 法 定 工作 时 
间 外 延 时 工作 的 加 点 工资 。 

(5) 特殊 情况 下 支付 的 工资 : 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 和 政策 规定 ， 因 病 、 工 伤 、 产 
假 、 计 价 生育 假 、 婚 丧 假 、 事 假 、 探 亲 假 、 定 期 休假 、 停 工学 习 、 执 行 国家 或 社会 义务 等 
原因 按 计 时 工资 标准 或 计时 工资 标准 的 一 定 比例 支付 的 工资 。 

2， 材 料 费 


材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 原材料 、 на МАСЕ. F. 3 
成 品 及 成 品 、 工 程 设 备 的 费用 ， 内 容 包括 以 下 四 项 。 

(1) 材料 原件 (或 供应 价格 )。 

(2) 材料 运 杂费 : сит комек snes aap, 点 所 发 生 的 全 部 费用 。 

(3) 运输 损耗 费 : | 损耗 

(4) 采购 及 保管 费 : 是 指 为 组 织 采购 供应 和 保管 料 过 程 中 所 需要 的 各 种 费用 ， 包 
括 采 购 费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 “oky “М 


3. 施工 机 具 使 用 费 


rm ir 2 施工 机 
械 台 班 单价 应 由 下 列 七 项 费用 组 成 。 

(1) 折旧 费 : ки. смени) Rip lk ELE EH A иа 
价值 。 as 

(2) 5. ас уз 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 
正常 功能 所 需 的 费 %7 
(3) еж й. 是 指 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费 
ayanta yapuwim a aiqkpyqtajppkyosiyian yayta 机 械 运转 
中 日 常 保养 所 需 润滑 与 擦拭 的 材料 费用 及 机 械 停滞 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

(4) 安 拆 费 和 场 外 运费 。 安 拆 费 是 指 施工 机 械 在 现场 进行 安装 与 拆卸 所 需 的 人 工 、 材 
料 、 机 械 和 试 运转 费用 以 及 机 械 辅 助 设施 的 折旧 、 拱 设 、 拆 除 等 费用 ;， 场 外 运费 是 指 施工 
机 械 整体 或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 的 运输 、 装 扼 、 
辅助 材料 等 费用 。 工 地 间 移 动 较为 频繁 的 小 型 机 械 及 部 分 机 械 的 安 拆 费 及 外 运费 ， 已 包含 
在 机 械 台 班 单价 中 。 

(5) 人 工 费 : 是 指 机 上 司机 (司炉 ) 和 其 他 操作 人 员 的 工作 日 人 工 费 及 上 述 人 员 在 施工 机 
械 规定 的 年 工作 台 班 以 外 的 人 工 费 。 

(6) 燃料 动力 费 : 是 指 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 燃料 及 水 、 电 等 的 费用 。 

(7) 税 费 : 是 指 施工 机 械 按照 国家 规定 和 有 关 部 门 规定 应 缴纳 的 养路 费 、 车 船 使 用 税 、 
保险 费 及 年 检 费 等 。 

4. 企业 管理 费 

企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 组 织 施工 生产 和 经 营 管理 所 需 费 用 , 内 容 包括 以 下 各 项 。 


25 “Э 






















































































T 
































=] 


1 







































































出 







































































а” 建筑 安装 工程 计量 与 计价 NNNNNN 





а) 管理 人 员工 资 : 是 指 支付 管理 人 员 的 工资 、 奖 金 、 津 贴补 贴 、 加 班 加 点 工资 及 特 
殊 情 况 下 支付 的 工资 等 。 

(2) 办 公费 ， 是 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 会 议 、 
水 电 、 烧 水 和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖) 用 煤 用 电 等 费用 。 

(3) 差 旅 交通 费 : 是 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补助 费 ， 室 内 交通 费 
和 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动 招募 费 ， 职 工 离休 费 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 
医 路 费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 、 养 路 费 及 牌照 费 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 : 是 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房 
屋 、 设 备 仪器 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 或 租赁 费 。 
(5) 工具 用 具 使 用 费 ， 是 指 企业 施工 生产 所 需 的 价值 低 于 2000 元 或 管理 使 用 的 不 属于 
固定 资产 的 生 оао еее 
维修 和 摊 销 费 。 < 

(6) 劳动 保险 费 和 职工 福利 党， 是 指 由 企业 支付 的 职 主 退 识 爹 、 接 规定 支付 给 次 休 干 
部 的 经 费 、 集 体 福利 费 、 夏 季 防 暑 降 温 、 冬 季 取 暖 补 下 班 交通 补贴 等 。 

(т) 劳动 保护 费 ， 是 指 企业 按 规定 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 支出 ， 如 工作 服 、 手 套 以 及 
在 有 碍 身体 健康 的 环境 中 施工 的 保健 费用 等 <Ñ 

(8) 检验 试验 费 ， 是 指 企业 按照 有 关 标 准 规定 ， 对 建筑 以 及 材料 、 构 件 和 建筑 安装 物 
进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ， 包 括 让 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 等 费用 。 

(9) 工会 经 费 ， 是 指 企业 按 《 主 会 法 》 规 定 的 全 部 职 亚 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 。 

ао 职工 教育 径 费 ， 是 指 企业 职工 为 学 习 先进 技术 提高 文化 水 平 ， 按 职工 工资 总 
计 提 的 费用 。 Ж „м 

(11) 财产 保险 费 ， 是 指 施工 管理 用 财产 、 Жанни т. 

(12) 财务 费 : 是 指 企业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 种 费用 。 

азу въ 首 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 

(14) 其 他 : 包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 公 证 费 、 
法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 等 。 

企业 管理 费 中 未 考虑 塔 式 起 重 机 监控 设施 ， 发 生 时 另行 计算 。 




















































































































5. 利润 
利润 是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 一 利 。 
2.2.2 措施 项 目 费 


措施 项 目 费 定额 是 指 为 完成 建设 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 期 和 施工 过 程 中 技 
术 、 生 活 、 安 全 、 环 境 保 护 等 方面 的 费用 。 措 施 项 目 费 分 为 总 价 措施 项 目 费 (组 织 措施 费 ) 
和 单价 措施 项 目 费 (技术 措施 费 )。 

1， 总 价 措施 项 目 费 

(1) 安全 文明 施工 费 : 是 指 按照 国家 现行 的 施工 安全 、 施 工 现场 环境 与 卫生 标准 和 有 
关 规 定 ， 购 置 、 更 新 和 安装 施工 安全 防护 用 具 及 设施 、 改 善 安全 生产 条 件 和 作业 环境 ， 以 
及 施工 企业 为 进行 建筑 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临时 建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 
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临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 费 或 摊 销 的 费用 等 。 该 费用 包括 以 下 几 部 分 。 

D 安全 施工 费 : 是 指 按 国 家 现行 的 建筑 施工 安全 标准 和 有 关 规 定 , 购置 和 更 新 施工 安 
全 防护 用 具 及 设施 ， 改 善 安 全 生产 条 件 所 需 费用 ， 包 括 楼 板 、 屋 面 、 阳 台 等 临时 防护 、 通 
道口 防护 、 预 留 洞口 防护 、 电 梯 井 口 防护 、 楼 梯 边 防护 、 垂 直方 向 交叉 作业 防护 、 高 层 作 
业 防 护 。 如 图 2.2 所 示 为 安全 施工 工程 图 例 。 




































































ЛӨ 安全 通道 加 人 
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Е22 ”安全 施工 工程 图 例 
@ 文明 施工 和 环境 保护 费 3 是 指 按 国家 现行 的 施工 现场 环境 与 卫生 标准 和 有 关 规 定 ， 
改善 生产 条 件 和 作业 环境 所 需要 的 费用 ， 内 容 包 括 安全 警示 标志 牌 、 现 场 围 挡 、 五 板 一 图 、 
企业 标志 、 场 容 场 貌 -材料 堆放 、 现 场 、 接 圾 清 运 。 文 明 施工 图 例如 图 2.3 所 示 。 





ll ы | 
过 程 精品 质量 重 于 泰山 


图 2.3 文明 施工 图 例 











© 临时 设施 费 : 是 指 施工 企业 为 进行 建筑 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临时 
建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 或 推销 的 费用 等 
(2) 夜间 施工 费 : 是 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 ， 夜 间 施 
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[ 降 效 、 夜 间 施 工 照 











ЕТЕНЕ ЫН ЧУ 














明 设 备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 
(3) 二 次 搬运 费 : 是 指 因 施工 场地 狭小 等 特殊 情况 而 发 生 的 二 次 搬运 费用 。 
(4) 冬 雨季 施工 增加 费 : 是 指 建筑 安装 工程 在 冬 雨 季 施 工 ， 采 取 防 寒 保 上 暖 或 防 两 措施 
所 增加 的 费用 ， 包 括 材 料 费 、 人 工 费 、 保 温 及 防 雨 措施 费 。 
(5) 工程 定位 复 测 费 : 是 指 工程 施工 过 程 中 进行 全 部 施工 测量 放 线 和 复 测 工作 的 费 
2. 单价 措施 项 目 费 
(1) 己 完 工程 及 设备 保护 费 : 是 指 竣 工 验收 前 对 已 完工 程 及 设备 采取 的 必要 保护 措施 










































































所 发 生 的 费用 。 
(2) 其 他 单价 措施 项 目 费用 内 容 详 见 现行 国家 各 专业 工程 工程 量 计算 规范 。 
2.2.3 ”其 他 项 目 费 ы, 


其 他 项 目 费 一 般 包括 暂 列 金额 、 暂 估价 、 计 日 工 、 总 承包 服务 费 等 。 
(1) 暂 列 金额 ， 是 指 建设 单位 在 工程 量 清单 中 暂 定 章 包 括 在 工程 合同 价款 中 的 一 笔 款 
项 ， 用 于 施工 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材 料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 中 
可 能 发 生 的 工程 变更 ， 合 同 约定 调整 因素 出 现时 夺 于 程 价 区 调整， 以 及 发 生 的 过 赔 、 现 场 
签证 确认 等 的 费用 。 Р) дей 
(2) 暂 估价 ; 是 指 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价 
格 的 材料 的 单价 及 专业 工程 的 金额 > 暂 佑 价 包括 材料 暂 估 价 和 专业 工程 暂 估价 。 
(3) HHL: 是 指 施工 过 程 中 承包 人 完成 改色 人 提出 的 工程 合同 范围 以 外 的 零星 项 
目 或 工作 ， 按 合同 中 约定 单价 计算 的 费用 。 SIL 
а) 总 承包 服务 筑 * 划 指 归 承 包 人 为 配合 请 发 得 人 进行 的 工程 分 包 自行 采风 的 设备 、 
材料 等 进行 管理 ;服务 ， 以 及 施工 现场 生理. 按 工 资料 汇总 区 理 等 服务 所 需 的 费用 
J 


2.2.4 mm - d 


规 费 是 指 政府 建设 行政 主管 部 门 ， 为 确保 工程 造价 的 管理 、 工 程 安全 生产 的 监督 和 施 
工 企 业 职工 的 劳动 保障 而 规定 必须 计 入 工程 造价 的 费用 。 内 容 包括 以 下 几 项 。 
(1) 工程 排污 费 :， 是 指 按照 规定 缴纳 的 施工 现场 工程 排污 费 。 
(2) 社会 保障 费 。 
O 养老 保险 费 : 是 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 
@ 失业 保险 费 : 是 指 企业 按照 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 
© 医疗 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 
а) 工伤 保险 费 ， 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 工伤 保险 费 。 
© 生育 保险 费 : 是 指 企业 按照 规定 标准 为 职工 缴纳 的 生育 保险 费 。 
(3) 住房 公积金 ， 是 指 企业 按 规 定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 
其 他 应 列 而 未 列 入 的 规 费 按 实 际 发 生计 取 。 


2.2.5 税金 
税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
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一 工作 任务 2 “、 定额 计价 模式 下 安装 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 程序 





育 费 附加 及 地 方 教育 附加 。 
若 实行 营业 税 改 增值 税 时 ， 按 纳税 地 点 调整 的 税率 另行 计算 。 


2.3 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 


2.3.1 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》 的 一 般 性 规定 及 说 明 


(1) 本 定额 适用 于 湖北 省 境内 房屋 建筑 工程 、 装 饰 工程 、 通 用 安装 工程 、 市 政工 程 、 
园林 绿化 工程 、 土 石 方 工程 施工 发 承包 及 实施 阶段 的 计价 活动 。 其 中 ， 通 用 安装 工程 适用 
于 机 械 设 备 安装 工程 ， 电 气 设备 安装 工程 ， 热 力 设备 安装 工程 ， 静 置 设备 与 工业 金属 结构 
制作 安装 工程 ， 工 业 管道 工程 ， 消 防 及 安全 防范 设备 安装 工程 ,给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 ， 
通风 空调 工程 ， 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 ， 刷 油 、 防 腐蚀 、 ый 通信 设备 及 线路 工 
Ж, Ey 智能 化 工程 等 5 
(2) 各 专业 的 计 费 基础 都 是 以 人 工 费 与 施工 机 具 盖 用 费 之 和 为 计 费 基数 。 本 定额 适用 
于 工程 量 清单 计价 和 定额 计价 两 种 计价 方法 。 

3) 总 价 措施 项 目 费 中 的 安全 文明 施工 费 、 规 费 和 税金 是 不 可 竞争 性 费用 ， 按 规定 
计 取 。 
(4) 费 率 实行 动态 管理 ， 本 定额 费 率 是 根据 消耗 量 定额 及 计价 表 ( 单 位 估价 表 ) 编 制 期 人 
工 、 材 料 、 机 械 价 格 水 平 进行 测算 的 , 省 造价 管理 机 构 应 祖 据 人 工 、 机 械 台 班 价 格 的 变化 ， 
适时 调整 总 价 措施 项 目 费 、 人 在 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 等 费 率 。 

(5) 2013 版 定额 编制 期 发 布 的 人 工 单价 为 : 0 1560 LH, HI 92 元 / 工 日 ， 高 级 技 
138 元 / 工 日 。 


2.3.2 RRITE 
1 总 价 措施 项 目 费 费 率 ( 表 2-1) 



































































































































































表 2-1 总 价 措施 项 目 费 费 率 单位 : % 
Р Чү 房屋 建筑 工程 
建筑 物 划 分 12 层 以 下 (或 榴 高 <40m) 12 层 以 上 (或 榴 高 工业 厂房 装饰 工程 
>40т) 
计 费 基数 人 工 费 + 施工 机 具 使 用 费 
费 率 13.28 12.51 10.68 5.81 
其 安全 施工 费 7.20 7.41 4.94 3.29 
ñi 文明 施工 与 环境 保护 费 3.68 2.47 3.19 1.29 
临时 设施 费 2.40 2.63 2.55 1.23 
专 业 通用 安装 工程 土石 方 工程 市 政工 程 | 园林 绿化 工程 
计 费 基数 人 工 费 + 施工 机 具 使 用 费 
费 率 9.05 3.46 = = 
+ 安全 防护 费 3.57 1.06 == = 
中 | 文明 施工 与 环境 保护 费 1.97 1.44 == ані 
临时 设施 费 3.51 0.96 = = 
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建筑 安装 工程 计量 与 计价 
=== 
2. 其 他 总 价 措施 项 目 费 费 率 ( 表 2-2) 
表 2-2 其 他 总 价 措施 项 目 费 费 率 
人 工 费 + 施工 机 具 使 用 费 


单位 : % 









计 费 基数 




















费 率 0.65 
| 夜间 施工 增加 费 015 

其 中 二 次 搬运 费 按 施工 组 织 设计 
b 冬 雨 季 施 工 增加 费 0.37 
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复 测 费 





















































表 2-3 规 费 费 率 单位 : % 
专业 房屋 建筑 工程 ЕТ 通用 安装 工程 
计 费 基数 AE +j L BU E Hl 
ГЕЗ 10.5 11.66 
工程 排污 费 071 0.75 
8.18 8.71 
5.26 5.60 
кт Зиа 052 056 
其 中 医疗 保险 金 1.54 1.64 
061 0.65 
生育 保险 金 0.25 0.26 
ШАН 2.06 220 
专业 市 政工 程 园林 绿化 工程 
ЕТІ? 人 工 费 + 施工 机 具 使 用 费 
ТЕЗ - - 
工程 排污 费 一 一 
社会 保险 费 = = 
| 养老 保险 金 一 一 
失业 保 = == 
АФ | у, | = - - 
| уч = = 
住房 公积金 = = 











4. 企业 管理 费 费 率 ( 表 2-4) 
表 2-4 ”企业 管理 费 费 率 











专业 房屋 建筑 工程 | 装饰 工程 | 通用 安装 工程 | 土石 方 工程 | 市 政工 程 | 园林 绿化 工程 
计算 基数 | 人 工 费 + 施 工 机 具 使 用 费 
费 率 (%) 23.84 13.47 17.50 7.60 = — 
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5， 利 润 ( 表 2-5) 


表 2-5 利润 





专业 房屋 建筑 工程 | 装饰 工程 | 通用 安装 工程 | 土石 方 工程 | 市 政工 程 | 园林 绿化 工程 








计算 基数 人 工 费 + 施工 机 具 使 用 费 
费 率 (%) 18.17 15.80 14.91 4.96 = =: 
6. 税金 ( 表 2-6) 


纳税 人 所 在 地 不 在 市 
区 、 县 城 或 镇 








Ж. 1. 不 分 国营 或 集体 企业 ， 均 以 工程 所 在 地 税率 计 取 。 A ` 
2. 企 事业 单位 所 属 的 建筑 修缮 单位 ， 承 包 本 单位 建筑 * 安装 、 修缮 业务 不 计 取 税金 (本 单位 的 范围 只 
限于 从 事 建 筑 安装 和 修缮 业务 的 企业 单位 本 身 ， 不 能 扩 天 到 本 部 门 各 个 企业 之 间 或 总 分 支 机 构 之 间 )。 
3. 建筑 安装 企业 承包 工程 实行 分 包 形式 的 ， 税 多 由 总 这 包 单位 统 -缴纳 。 


2.3.3 тишн кандан ТАНИН И 
.相关 说 明 “Ж x 

пшн, пш. төлін. хаян. эзли 
单 、 税 金 项 目 清单 等 组 成 *- 

(2) 工程 量 清单 计 价 指 投标 人 完成 由 招标 入 提供 的 工程 量 清 青 单 所 需 的 全 部 费用 ， 包 括 
分 部 分 项 工程 费 & 措施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 < 规 费 和 税金 。 

(з) 综合 单价 是 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 - 2... 
需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 、 企 业 管理 费 与 利润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 

(4) 措施 项 目 清单 包括 总 价 措施 项 目 清单 和 单价 措施 项 目 清单 。 单价 措施 项 目 清单 计 
价 的 综合 单价 ， 按 消耗 量 定额 ， 结 合 工程 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 计算 。 总 价 措施 项 目 
清单 计价 应 按 2.3.2 中 规定 的 费 率 计算 。 

(5) 发 包 人 提供 的 材料 和 工程 设备 (简称 甲 供 材料 ) 应 计 入 相应 项 目的 综合 单价 中 , 支付 
工程 价款 时 ， a наан 不 予 付款 。 

(6) 采用 工程 量 清单 计价 招 投标 的 工程 ， 在 编制 招标 控制 价 时 ， 应 按 2.3.2 中 规定 的 费 
率 计算 。 

2. 工程 量 清单 计价 程序 

采用 工程 量 清单 计价 ， 单 位 工程 造价 计算 程序 见 表 2-7. 
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===] 
R27 单位 工程 造价 计算 程序 表 

= 计算 方法 
жн ЕНЕ MAIA ЕТАР 

1 分 部 分 项 工程 费 > (分 部 分 项 工程 费 ) 

14 人 工 费 LATH) 

12 | 其 中 |。 wnaem Y ЕЛЕЙ) 

2 单价 措施 项 目 费 E (单价 措施 项 目 费 ) 

21 其 中 人 工 费 LATH) 

22 2 施工 机 具 使 用 费 E (施工 机 具 使 用 费 ) 

3 总 价 措施 项 目 费 站 (总 价 措施 项 目 费 ) 

其 他 项 目 (其 他 项 目 费 ) 

其 中 人 工 费 УЛИ) 

4.2 ` 施工 机 具 使 用 费 E ( 施 王 机具 使 用 费 ) 

5 规 费 (1.1+1.2+21+2.2+4.1+4.2) х 费 率 

6 税金 (IFZ+H3+4+5)X WE 

7 含 税 工程 造价 1+2+3+4+5+6 

其 中 , 分 部 分 项 工程 及 单价 措施 项 目 综合 单价 计算 程序 详 见 表 2-8, 总 价 措施 项 目 费 计 
算 程序 详 见 表 2-9， 其 他 项 目 费 计算 程序 详 见 表 2-10. 





表 2-8 分 部 分 项 工程 及 单价 措施 项 目 综合 单价 计算 程序 表 






以 人 工 费 、 施 工 机 具 使 用 费 之 和 为 计 费 基数 
y AT) 
ЖЕДЕ) 

У (施工 机 有 具 使 用 费 ) 
(1+3)X 费 率 
(1+3)X 费 率 

按 招 标 文件 或 约定 

1+2+3+4+5+6 

















企业 管理 费 
利润 
风险 因素 
综合 单价 
























表 2-9 总 价 措施 项 目 费 计 算 程 序 


序 费用 项 目 计算 方法 



































z 以 人 工 费 、 施 工 机 具 使 用 费 之 和 为 计 费 基数 
1 分 部 分 项 工程 费 Y (分 部 分 项 工程 费 ) 
1.1 其 中 人 工 费 LAIH) 
12 ü 施工 机 具 使 用 费 E (施工 机 具 使 用 费 ) 
2 单价 措施 项 目 费 E 单价 措施 项 目 费 ) 
AIR LAIH 
22 ай 施工 机 具 使 用 费 У (施工 机 具 使 用 费 ) 
3 总 价 措施 项 目 费 3.1+3.2 
3.1 安全 文明 施工 费 (1.1+1.2+2.1+2.2)X 费 率 
3.2 其 他 总 价 措施 项 目 费 (1.1+1.2+2.1+2.2)X RÆ 
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表 2-10 其 他 项 目 费 计 算 程 序 






































- 计算 方法 

ЕЕ а. ПЛЕН MAH RERMIE 
1 暂 列 金额 按 招标 文件 或 约定 
z 暂 估价 按 招标 文件 或 约定 

өл 材料 暂 估 价 /结算 价 > (材料 暂 估价 X 暂 估 数 量 ) > (材料 结算 价 >< 
` 其 中 ышы 结算 数量 ) 

22 专业 工程 暂 估价 /结算 价 按 招 标 文件 /结算 价 
3 计 日 工 3.1+3.2+3.3 

3.1 人 工 费 (人 工 价格 xX 暂 定数 量 ) 

32 材料 费 > (材料 价格 X 暂 定数 量 ) 

33 其 中 施工 机 具 使 用 费 E (机 械 台 班 价格 X 暂 定数 量 ) 

3.4 企业 管理 费 (3.1+3.3)X 费 率 

35 利润 (3.1+3.3)X 费 率 
4 总 承包 服务 费 ?”А 1 4.1+4.2 

4.1 发 包 人 发 包 专业 工程 “№ (项 目 价值 X 费 率 ) 

42 Ағ 发 包 人 提供 材料 ?1 > (项 目 价值 X 费 率 ) 

43 索赔 与 现场 签证 > (价格 x 数 量 / > 费用 
5 其 他 项 目 费 1+2+3+4+5 

2.3.4 定额 计价 模式 下 建筑 安装 工程 费用 计算 程序 Е 

1， 相 关 说 明 


(1) 定额 计价 是 以 湖北 省 基价 表 中 的 人 E 费 






































六 材料 费 ( 含 未 计价 村 ， 下 同 )、 施 工 机 具 使 
费 为 基础 , 依据 本 定额 计算 工程 所 需 的 爹 部 费用 ， 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 

















施工 机 有 具 使 








































































































费 、 企 业 管理 费 、 利 润 、 规 费 和 税金 。 

(2) 材料 市 场 价格 是 指 发 、 承 包 人 双方 认定 的 价格 ， 也 可 以 是 当地 建设 工程 造价 管理 
机 构 发 布 的 市 场 信息 价格 。 双 方 应 在 相关 文件 上 约定 。 

(3) 人 工 发 布 价 、 材 料 市 场 价格 、 机 械 台 班 价格 进入 定额 基价 。 

(4) 包工 不 包 料 工程 、 计 时 工 按 定额 计算 出 的 人 工 费 的 25% 计 取 综 合 费用 。 费 用 包括 
总 价 措施 项 目 费 、 管 理 费 、 利 润 和 规 费 。 施 工 用 的 特殊 工具 ， 如 手推车 等 由 发 包 人 解决 。 
综合 费用 不 包括 税金 ， 由 总 包 单 位 统一 支付 。 

(5) 施工 过 程 中 发 生 的 索赔 与 现场 签证 费用 ， 发 承包 双方 办 理 结算 时 :以 实物 量 形式 
表示 的 索赔 与 现场 签证 ， 按 基价 表 ( 或 单位 估价 表 ) 金 额 计算 总 价 措施 项 目 费 、 企 业 管 理 费 、 
利润 、 规 费 和 税金 ， 以 费用 形式 表示 的 索赔 与 现场 签证 ， 列 入 不 含 税 工程 造价 ， 另 有 说 明 
的 除外 。 

(6) 由 发 包 人 供应 的 材料 ， 按 当期 信息 价 进入 定额 基价 ， 按 计价 程序 计 取 各 项 费用 及 


























税金 。 支 付 工程 款 是 扣除 下 列 费 
费 









































=》 (当期 信息 价 X 发 包 人 供应 的 材料 数量 ) 
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(7) 二 次 搬运 费 按 施工 组 织 设计 计 取 ， 计 入 总 价 措施 项 目 费 。 
2， 计 算 程序 
采用 定额 计价 ， 单 位 工程 造价 计算 程序 见 表 2-11。 

表 2-11 定额 计价 单位 工程 造价 计算 程序 












































序号 费用 项 目 计算 方法 
分 部 分 项 工程 费 1.1+1.2+1.3 
14 人 工 费 LAIH) 
12 材料 费 > (材料 费 ) 
13 施工 机 具 使 用 费 È (施工 机 具 使 用 费 ) 
2 措施 项 目 费 9130.2 
2.1 单价 措施 项 目 费 2.N1+2.1.2+2.1.3 
244 AIR | LATH 
212 材料 费 E (材料 费 ) 
213 施工 机 具 使 用 费 о 二 (施工 机 具 使 用 费 ) 
22 总 价 措施 项 目 费 1 2.2.1+2.2.2 
2.2.1 安全 文明 施工 费 (1.1+1.3+2.1.1+2.1.3)X 费 率 
222 其 他 总 价 措施 项 目 费 Б (L.1+1.3+2.1.1+2.1.3) X # Ж 
3 总 包 服务 费 1 项 目 价值 X 费 率 
4 企业 管理 费 (D141.3+2.1.1+2.1.3)X 费 率 
5 利润 vA(1.1+1.3+2.1.1+2.1.3)X 费 率 
6 1 规 费 (1.1+1.3+2.1.1+2.1.3)X 费 率 
7 索赔 与 现场 签证 “2 索赔 与 现场 签证 费用 
8 | 不 含 税 工程 造价 1+2+3+4+5+6+7 
9 税金 8х ж 
10 含 税 工程 造价 8+9 


Ж: 表 中 “索赔 与 现场 签证 ” 系 指 以 费用 形式 表示 的 不 含 税 费用 。 


«Тән 说 明 


某 工程 项 目 建设 地 点 位 于 湖北 省 某 市 内 ， 经 计算 该 项 目 给 排水 工程 有 关 费 用 如 下 。 

(1) 分 部 分 项 工程 费 56 万 元 ， 其 中 人 工 费 10 万 元 ， 主 材 与 辅 材 费 共 42 万 元 ， 机 械 费 4 万 元 。 

(2) 单价 措施 项 目 费 5000 元 ， 其 中 人 工 费 1250 元 ， 机 械 费 为 0. 

RA 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》 为 依据 ， 采 用 定额 计价 ， 计 算 该 项 目 给 排水 工程 的 含 


税 工程 造价 。 
【 解 〗 依 据 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》， 该 项 目 给 排水 工程 的 含 税 工程 造价 计算 见 
Ж 2-12. 
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成 及 计算 程序 
表 2-12 ”该 项 目 给 排水 工程 的 含 税 工程 造价 计算 

序号 费用 项 目 计算 方法 金额 /万 元 

1 分 部 分 项 工程 费 1.1+1.2+1.3 56 
Ll 人 工 费 10 
12 材料 费 42 
13 施工 机 具 使 用 费 4 

2 措施 项 目 费 2.1+2.2 1.8698 
24 单价 措施 项 目 费 2.1.1+2.1.2+2.1.3 0.5 
2.14 人 工 费 0.125 
2.12 材料 费 0.375 
2.13 施工 机 具 使 用 费 0 
2.2 总 价 措施 项 目 费 2.2.1+2.2.2 1.3698 
2.2.1 安全 文明 施工 费 (1.1+1.3+2.1.1+2,. RIX 费 率 1.278 
2.2.2 其 他 总 价 措施 项 目 费 (1.1+1.3+2. K1%2. D3) X 费 率 0.0918 

3 总 包 服务 费 DH ONEX RE 0 

4 企业 管理 费 (1.141,3%24.1-2.1.33Х WE 2.4719 

5 利润 (&1+13+2.1.1+2.1.3)х 费 率 2.106 

6 规 费 (1.1+1.3+2.1.1+2.1.3)х #% 1.647 

7 索赔 与 现场 签证 索赔 与 现场 签证 费用 0 

8 不 含 税 工程 造价 1:2::3:445%6:%7 64.0947 

9 税金 gx IE 2.230 

10 含 税 工程 造价 5:9 66.3247 








— ІЛЕ | 


本 工作 任务 主要 分 两 大 部 分 内 容 介绍 : 其 一 ， 介 绍 了 费用 定额 的 基本 内 容 ， 包 括 费用 
定额 的 概念 、 组 成 、 编 制 原则 ; 其 二 ， 以 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》 为 例 ， 
主要 介绍 了 湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 的 组 成 及 在 清单 计价 和 定额 计价 模式 下 的 费用 计 
算 程序 。 


— БЕЗІ | — 


1. 填空 题 


























(1) 建筑 安装 工程 费用 主要 包括 ` ` ` 
和 ñ 
(2) 工程 量 清单 由 s 
和 组 成 。 
(3) 企业 管理 费 是 指 建筑 安装 企业 和 所 需 费 用 。 














(4) 综合 单价 是 完成 一 个 规定 计量 单位 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 或 措施 清单 项 目 所 需 
的 、 х ` < i 








建筑 安装 工程 计量 与 计价 NNNNNN 





以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 
(5) 湖北 省 安装 工程 专业 的 计 费 基础 都 是 以 与 之 和 为 








(1) 分 部 分 项 工程 费 
(2) 单价 措施 项 目 费 
(3) 暂 估价 

(4) 暂 列 金额 

(5) 其 他 项 目 费 


з. HHA 


以 本 书 “ 工 作 任务 3” тиш ЖЕ ERER 3-10) 
为 依据 ， 计 取 其 他 各 项 费用 ， 计 算 该 工程 总 造价 (该 工 条 

















< 
| -~ 
NO 
YA „х 
% дй.” 
>, % Е е X < 
“ХУ ж. 
入 > ° 


7 зв 






工作 任务 3 
@ e 
给 排水 工程 定额 计价 


x X 







知识 目标 能 天 目标 ЖАН 







(1) 能 够 准确 识 读 给 мала та 
排水 工程 图 并 正确 列 项 ; |, | 证 程 量 ， 并 编制 定额 计价 
(2) 能 够 准确 计 . 工程 造价 文件 XJ y 
排水 工程 量 ; ` ! 
(3) 掌握 给 排水 工程 
定额 应 用 方法 үа қ 
А 


(1) 培养 学 生 严谨 细 
致 的 工作 态度 ; 
(2) 培养 学 生 良好 的 


职业 操守 


ЖА- 
Уу! 
хы 


N 
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3.1 布置 工作 任务 


3.1.1 工程 基本 概况 

(1) 图 3.1 一 图 3.3 为 某 住宅 楼 工程 的 室内 给 水 排水 工程 ， 本 住宅 楼 共 5 层 ， 由 3 个 布 
局 完全 相同 的 单元 组 成 ， 每 单元 一 梯 两 户 。 因 对 称 布置 ， 所 以 只 画 出 了 1/2 单元 的 平面 图 
和 系统 图 。 图 中 标注 尺寸 标高 以 m 计 ， 其 余 均 以 mm 计 。 所 注 标高 以 底层 卧室 地 坪 为 
土 0.00m， 室 外 地 面 为 -0.60m。 












































































































































二 ~ 五 层 平面 图 


图 3.1 给 排水 平面 图 
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底层 平面 图 


图 3.1 给 排水 平面 图 ( 续 ) 


(2) 给 水 管 采用 聚 丙烯 塑料 给 水 管 ( 表 3-1)， 热 熔 连 接 。 排 水 管 采用 硬 聚 氧 乙 烯 UPVC 
排水 管 ( 表 3-2)， 粘 接连 接 。 








表 3-1 塑料 给 称 直径 与 外 径 对 照 表 单位 ，mm 
公称 直径 DN 80 100 
外 径 De 90 110 
表 3-2 ”塑料 排水 管 公称 直径 与 外 径 对 照 表 单位 ， mm 
公称 直径 DN 50 75 100 150 
外 径 De 50 75 110 160 








(3) 卫生 器 具 安 装 均 参 照 《 全 国 通用 给 水 排水 标准 图 集 》 的 要 求 ， 选 用 节 水 型 。 洗 脸 
盆 龙 头 为 普通 冷水 嘴 ， 洗涤 盆 水 龙头 为 冷水 单 嘴 ， 浴盆 采用 1200mmx650mm 的 铸铁 搞 瓷 
浴盆 ,采用 冷 热 水 带 喷头 式 ( 暂 不 考虑 热 水 供 应 )。 给 水 总 管 下 部 安装 一 个 J41T-1.6PPR 




































































E 建筑 安装 工程 计量 与 计价 
[=] 
螺纹 截止 阀 ， 房 间 内 水 表 为 螺纹 连接 旋翼 式 水 表 。 

(4) 施工 完毕 ， 给 水 系统 进行 静水 压力 试验 ， 试 验 压力 为 0.6MPa， 排 水 系统 安装 完毕 
进行 灌水 试验 ， 施 工 完毕 再 进行 通 水 、 通 球 试验 。 排 水 管道 横 管 严格 按 坡 度 施工 ， 图 中 未 
注 明 坡 度 者 依 管 径 大 小 分 别 为 DN75，i=0.025; DN100, 1-0.02. 




















(5) 给 排水 进 户 道 穿越 基础 外 墙 设置 刚性 防水 套 管 ， 给 水 干 、 立 管 穿 墙 及 楼 板 处 设置 
一 般 钢 套 管 。 本 题 暂 不 计 刷 油 及 管道 套 管 等 工作 内 容 。 
(6) 未 尽 事宜 按 现 行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执 行 。 
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图 3.2 给 水 系统 图 
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P1 系 统 图 P2 系 统 图 
图 3.3 排水 系统 图 
3.1.2 工作 任务 要 求 


(1) 按照 2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 列 项 、 
计算 工程 量 、 套 用 定额 并 计算 相关 费用 。 
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(2) 应 用 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》 计 取 相 关 费 用 。 
(3) 主 材 价 格 可 参考 当地 工程 造价 信息 网 。 








3.2 相关 知识 学 习 


3.2.1 给 排水 工程 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 


1， 定 额 的 内 容 


给 排水 工程 使 用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 十 册 给 排水 、 
采暖 、 燃 气 工程 》 本 定额 共 七 章 ， 其 中 与 给 排水 工程 有 关 的 内 容 为 第 一 章 至 第 四 章 、 第 六 











章 ， 具 体内 容 见 第 十 册 定 额 。 |< 
2， 定 额 应 用 的 注意 事项 ы 








1) 定额 的 适用 范围 < 
本 册 定额 适 тент ел 

配件 安装 、 小 型 容器 制作 安装 等 。 这 里 所 说 ЧЫИ”, 除了 比较 直观 地 服务 于 人 们 居住 

生活 的 住宅 工程 外 ， 还 指 为 完善 生产 、 工 作 及 其 他 公共 场所 设施 条 件 、 提 高 环境 每 适度 而 

设置 的 上 述 管道 系统 安装 ， 即 附属 于 建筑 物 的 (不 属于 生产 工艺 、 生 产 过 程 ) 水 、 暖 、 卫 等 

工程 项 目 ， 包 括 厂房 、 办 公 室 、 写 学 楼 S 商场、 医院 、 学 校 、 影 剧院 等 。 

2) 使 用 其 他 册 相 应 定额 的 工程 ХЕ 

(1) 工业 管道 、 生 产生 活 其 用 的 管道 ， 锅 炉 房 " 寡 房 ”站 类 管道 以 及 高 层 建筑 物 内 的 

加 压 硝 间 、 空 调制 冷 机 雇 、 消 防 泰 房管 道 执行 《第 久 好 ”工业 管道 工程 》 定 额 相应 项 目 。 

(2) 当 档 沟 、 打 洞 、 沟 槽 恢复 执 行 《第 四 册 、> 电 气 设备 安装 工程 》 相 应 定额 项 目 。 

(3) 刷 油 、 防 腐 伍 与 绝热 工程 执行 《第 于 三 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 相 应 定额 项 目 。 

(4) 凡 涉 六 管 沟 及 井 类 的 土石 方 开 挖 、 琢 层 、 基 础 、 砌 筑 、 抹 灰 等 ， 以 及 室内 外 挖 十 
土方 、 管 沟 与 井 类 砌 筑 、 管 道 林 础 等 使 用 建筑 工程 、 市 政 专业 、 公 共 专业 相应 定额 。 

З) 本 册 定额 中 共性 问题 的 说 明 

(1) 定额 各 类 管道 安装 项 目 中 已 包括 相应 管件 安装 ， 各 种 管件 数量 系统 综合 取 定 ( 详 见 
本 册 定额 附录 )， 使 用 时 一 般 不 作 调整 。 

(2) 关于 定额 中 规定 的 系数 计算 。 定 额 中 有 三 类 不 同 的 调整 系数 ， 一 是 定额 各 章 说 明 
中 的 定额 换算 系数 ， 二 是 子 目 调整 系数 ， 包 括 操作 超 高 、 高 层 建筑 、 管 井 管道 及 洞 库 、 隙 
室 施 工 等 ， 三 是 综合 计算 系数 ， 包 括 采暖 工程 系统 调整 和 属于 施工 措施 项 目的 脚手架 措 拆 
等 。 计 算 时 第 一 类 系数 列 入 第 二 类 系数 的 计算 基础 ， 第 一 类 与 第 二 类 系数 列 入 第 三 类 系数 
的 计算 基础 ， 当 一 个 项 目 适 用 两 个 或 两 个 以 上 调整 系数 时 ， 同 一 类 系数 分 别 计算 ， 不 能 将 
系数 连 乘 计算 。 

(з) 有 关 各 类 调整 系数 的 规定 详 见 定额 说 明 与 定额 章 说 明 。 

(4) 有 关 工程 量 的 计算 。 工 程 量 的 计算 与 全 统 定额 工程 量 计算 规则 基本 一 致 ， 管 道 均 
以 施工 图 所 示 中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 ， 不 扣除 管件 阁 门 和 各 种 管道 附件 ( 减 压 器 、 芷 水 器 
等 组 成 安装 ) 所 占 长 度 ， 阀 门 、 法 兰 分 别 以 “个 ”和 “ 副 ” 计 算 (与 法 兰 阅 门 配套 的 法 兰 、 
螺栓 已 包括 在 阀门 安装 定额 内 )。 需 要 注意 的 只 是 已 经 综合 在 主要 定额 项 目 内 的 辅助 项 目 工 
程 量 ， 如 管道 试 压 、 除 锈 、 刷 底 漆 等 不 要 再 重复 计算 。 


7 аа 




















































































































工作 任务 3 -给 排水 工程 定额 计价 


3， 本 册 定 额 各 项 费用 的 规定 


《第 十 册 ”给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 说 明 中 有 以 下 规定 

(1) 设置 于 四 周 封闭 且 面 积 小 于 1.5m 竖井 、 管 道 间 、 管 廊 内 的 管道 AT >. x 
架 ， 人 工 乘 以 系数 1.3。 

(2) 超 高 增加 费 : 操作 高 度 距离 楼 地 面 3.3m 以 上 的 分 项 工程 ， 按 其 超过 部 分 的 人 工 费 
乘 以 表 3-3 中 的 系数 ， 其 中 全 部 为 人 工 费 。 

















#933 超 高 建筑 增加 费 系数 








(3) 暗室 施工 增加 费 : 在 施工 现场 光线 无 法 辨别 标记 、 标 识 物体 颜色 的 洞 内 、 地 下 
室 、 库 内 施工 ， 因 人 工 降 效 增加 的 费用 ， 按 所 发 生 人 工 费 15% 计 取信 其 中 全 部 为 人 工 费 。 














(4) 高 层 建筑 ( 指 高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 риле. 可 按 表 3-4 计算 (其 
中 人 工 工资 占 70%， 其 余 为 机 械 费 )。 
表 3-4 ТТІ. 
9 层 15 层 18 层 , K 2NE a 30 层 33 J: 
жо ик | af | ик | окт | ur | aF | uF 
ж 30m (50m; (60m) (70m) (100m (110m 
按 定额 人 
工 费 的 百 2 16 19 
分 数 (%) 7 
ЕН 36 Jë Ë 42 层 45 层 484 3 57 层 60 层 
(高 度 ) 以 下 2 以 下 以 下 以 下 人 ` КЕ 以 下 以 下 
120т 140т 190m 200m 
按 定额 人 қ 
工 费 的 百 22 43 46 
分 数 (% 

















注 ， 安 装 在 高 层 建筑 底层 或 地 下 室 的 设备 ， 均 不 计 取 高 层 建筑 增加 费 。 
(5) 脚手架 搭 拆 费 可 按 定额 人 工 费 的 5% 计 算 ， 其 中 人 工 工资 占 25%， 材 料 费 占 75%, 
(6) 安装 与 生产 同时 进行 增加 的 费用 ， 按 人 工 费 的 10% 计 算 ( 其 中 全 部 为 人 工 工资 )。 
(7) 在 有 害 身体 健康 的 环境 中 施工 增加 的 费用 ， 按 人 工 费 的 10% 计 算 (其 中 全 部 为 人 工 
工资 )。 
3.2.2 给 排水 工程 量 计算 及 定额 应 用 
1. 给 排水 管道 安装 
) 管道 定额 的 界线 划分 
1 








© ӨШТІ! 入 口 处 设 阀 门 者 以 阀门 为 界 ， 无 阀门 者 以 建筑 物 外 墙 皮 1.51 为 界 。 

© 与 市 政 管道 界线 以 水 表 井 为 界 ， 无 水 表 井 者 ， 以 与 市 政 管道 碰头 点 为 界 ， 如 图 34 
所 示 。 

(2) 排水 管道 。 

@ 室内 外 以 出 户 第 一 个 排水 检查 井 为 界 。 























авта УТИ 


© 室外 管道 与 市 政 管道 界线 以 与 市 政 管道 磁头 井 为 界 ， 如 图 3.5 所 示 。 











;市 政 给 水 管 网 与 宝 W 
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图 3.4 eanta 





图 3.5 ”排水 管道 界限 
2) 工程 量 计算 规则 
给 排水 管道 均 以 施工 图 所 示 中 心 线 长 度 以 延长 米 计算 ， 不 扣除 管件 阀门 和 各 种 管道 附 
件 ( 减 压 器 、 朴 水 器 等 组 成 安装 ) 所 占 长 度 。 








ФЭ Ө----------ее-ееееееееееенеменкнкннмыненыны 
关于 管道 长 度 工 程 量 的 计 取 方 法 

(1) 水 平 管道 在 平面 图 上 获得 ， 尽 量 采 用 图 上 标注 的 对 应 尺寸 计算 ， 如 果 图 纸 是 按照 比例 绘制 的 ， 可 
用 比例 尺 在 图 上 按 管线 实际 位 置 直接 量 取 。 

(2) 垂直 尺寸 一 般 在 系统 图 上 获得 ， 一 般 为 “ 止 点 标高 -起 点 标高 

在 给 排水 工程 图 中 ， 给 水 管道 一 般 标 注 管 中 心 线 标高 (图 中 标高 符号 为 )， 排 水 管道 一 般 标 注 管 底 标 
高 (图 中 标高 符号 为 吕 )。 当 图 示 标 高 为 管 底 标高 时 ， 应 换算 为 管 中 心 标高 ， 排 水 管道 因 按 一 定 的 坡度 敷设 ， 
所 以 其 两 端的 标高 不 同 ， 应 按 平均 后 的 管 中 心 标高 计算 (小 于 DN50 的 管 径 可 以 忽略 不 计 )。 
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3) 定额 应 用 中 的 注意 事项 











` 给 排水 工程 定额 计价 ` 
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注意 第 一 章 管道 安装 章 说 明 中 本 章 定额 包含 与 未 包含 的 内 容 如 下 。 





а) 本 章 管道 安装 定额 内 均 包 括 管道 与 管件 安装 、 
(2) 承 插 塑料 排水 管 包 
(3) 室内 DN32 以 内 钢管 包含 管 卡 和 托 钩 制作 安装 。 





次 性 水 压 试验 或 灌水 试验 。 


矣 管道 支架 安装 、 透 气 帽 安 装 。 


(4) 管道 安装 中 不 包含 法 兰 、 阀 门 、 伸 缩 器 的 制作 安装 ， 按 相应 项 目 另 行 计算 。 





(5) DN32 以 上 的 钢管 和 塑料 给 水 管 ( 医 结 ) 未 含 管道 支架 制作 安装 ， 按 第 二 章 相应 子 目 


另行 计算 。 
(6) 室内 管道 安装 不 包括 穿 墙 及 过 楼 板 套 管 安装 。 


2. 卫生 器 具 安 装 
1) 卫生 器 有 具 安装 定额 说 明 








\ 
K > 


卫生 器 具 安 装 项 目 均 参 照 了 《全 国 通用 给 水 排水 标准 图 村 》 中 的 有 关 标 准 图 ， 包 括 各 


种 浴盆 、 洗 脸 ( 手 ) 盆 、 洗 涤 贫 、 化 验 盆 、 





淋浴 器 、 各 式 大 小 便器 、 自 动 冲洗 水 箱 、 冲 洗 水 


管 ， 以 及 水 龙头 、 排 水 栓 、 地 漏 、 扫 除 口 等 供 排水 配件 、 附 件 安装 ， 水 力 按摩 浴 丛 和 整体 
式 淋浴 房 安装 等 项 目 。 除 定额 另 有 说 明 者 外 ， 设 计 无 特殊 要 求 均 不 作 调整 。 





2) 卫生 器 具 安装 工程 量 计算 规则 及 注意 事项 
各 种 卫生 器 具 安 装 工程 量 计算 及 注意 事项 见 表 3-5。 









HA | ңиш | 
БЕТҮ: (Л 
Тежо. 5) 


器 具名 称 


N |Р 
wana ПУМ E 2 6 А 
зеза | 1040 “p 


排水 管 至 存 
水 弯 ( 柜 ) 交 
接 处 


计算 起 点 以 
给 水 ( 冷 、 热 ) 
水 平 管 与 支 
管 交 接 处 
起 ， 止 点 为 
排水 管 至 存 
Ж®(Ҥ#)Ж 
接 处 





10 组 











表 3-5 “常用 卫生 器 具 安装 工程 量 计算 及 注意 事项 






























(1) #0 
盆 适 用 
(2) 洗脸 盆 肘 式 开关 安装 不 
分 单 双 把 , 均 使 用 同一 项 目 ; 
(3) 化 验 盆 安装 中 鹅 颈 水 
跨 、 化 验 单 嘴 、 双 中 三 联 化 
验 盆 适用 于 成 品 件 安 
(4) 与 卫生 器 具 配 套 的 感应 
器 安装 、 卫 生 间 干 手 器 等 可 
按 第 四 册 相 关 项 目 计 算 

(5) 洗脸 贫 、 淋 浴 器 组 成 安 
装 定额 中 分 别 列 有 钢管 组 成 
和 铜 管制 品 子 目 ， 其 区 别 在 
于 上 水 管 连接 时 前 者 按 标准 
图 尺寸 切 管 、 套 丝 现场 组 成 
后 者 一 般 是 在 器 具 进 水 阀 
(角形 截止 阀 ) 之 后 的 部 分 均 
采用 与 器 具 配 套 的 铜 制 ( 镀 
铬 ) 成 品 短 管 与 管件 、 配 件 
(也 称 铜 活 ) 连 接 安 装 ， 有 些 
器 具 的 下 水 配件 也 是 如 此 
(如 立 式 与 理发 店 洗脸 盆 安 
装 )， 使 用 中 应 加 以 区 分 
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E 
续 表 
алай | ИЯ | өзен 注意 事项 
计算 起 点 以 (1) 深谷 安装 适用 于 各 种 型 
冷 、 号 的 浴盆， 浴盆 支 座 和 浴盆 
辣 边 的 砌 砖 、 瓷 瓦 粘贴 应 按 
| 建筑 工程 消耗 量 定额 另行 计 
° 算 ; 
(2) 水 平 管 设计 高 度 750mm， 
冷 热 水 嘴 需 增加 引 下 管 ， 则 
该 引 下 管 计算 入 管道 安装 中 
арыш 1071 3 
排水 管 至 存 
水 弯 ( 柜 ) 交 
接 处 
НЕ. а) 淋浴 器 铜 制品 安装 ， 适 
a kee 用 于 各 种 成 昌江 
淋 治 器 安装 | 10 组 | ҮЕ М O 脚 踏 开关 安装 ， 已 包括 
УЗ EE Y 4 ЫЗЫ 3238 À TA 
ек 材料 ， 喷 头 主 材 另 计 
(1) 蹲 式 大 便器 安装 已 包括 
了 固定 大 便器 的 执 砖 ， 但 不 
pirea 36208 8895 (ШИЙ: 
Š К 5225 D 实际 施工 中 ， 如 用 金属 
ыт 软 管 做 卫生 器 具 上 水 分 支管 
нж) i | 为 排水 管 至 时 ， 定 额 内 分 支管 材料 可 以 

















FEIK E E Ek 
处 











换算 ， 其 余 不 变 ， 其 他 类 似 
情况 ， 如 蹲 便 高 水 箱 冲洗 管 
使 用 塑料 管 代 蔡 镀 锌 管 ， 均 
可 照 此 办 理 
























器 具名 称 PA 计算 范围 注意 事项 
3 

足 式 大 便器 

安装 (高 水 | 1046 


箱 式 ) 


坐 式 大 便器 





10 套 









计算 起 点 以 


























高 水 箱 三 联 
挂 斗 小 便器 





10 套 
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===] 
续 表 
анан | 计算 | 计算 范围 注意 事项 
单位 
计算 起 点 以 
给 水 水 平 管 
кн 与 支管 交接 
MEE | 10 套 | 处 起， 止 点 
A 为 排水 管 至 
存 水 弯 交 接 
处 
DNI5 
st _ | 
小 便 档 冲 洗 Гоча 档 冲 洗 管 制作 与 安装 不 
管制 作 、 安 | 10m 8 ТІГІСПЕН М 安装 ， 其 工程 量 可 
装 z ANN 应 定额 另行 计算 
包括 配套 小 型 循环 设备 (过 
成 品 水 力 | og 成 套 供 货 
按摩 浴盆 N 。 定 额 内 未 包括 相关 的 
йй, RRTM, Riž 
ЖЩ ”电气 设备 安装 工 
2) МАН {ТИИ 
ХИ. ЖӨН. МЕНІН ӘК 
便 档 自动 冲 | 10 # 箱 安装 已 包括 了 水 箱 托 架 的 
洗 水 箱 安装 制作 安装 ， 不 再 另行 计算 
(1) Ж. НЕКЕ 
Мори Зе ДЕ П те kin. WWE 
槽 内 ， 
(2) 排水 栓 分 带 存 水 变 和 不 
带 存 水 弯 两 种 。 带 存 水 弯 者 
水 龙头 10 个 包括 了 其 下 的 存 水 弯 ， 不 带 
排水 栓 10 组 存 水 弯 者 包括 了 和 排水 栓 相 
地 漏 10 个 连 的 0.5m 塑料 管 ; 
地 面 扫除 口 | 10 个 G) 地 漏 安装 不 分 形式 和 材 
安装 质 ， 均 按 规格 大 小 执行 同一 
定额 地漏 安装 包括 0.1m 塑 
料 管 : 
(4) 地 面 扫 出 口 安装 仅仅 指 
扫 出 口 安装 本 身 ， 不 包括 与 
其 相连 的 下 水 管 
з. 阀门 、 法 兰 安装 
此 处 所 指 的 阀门 、 法 兰 等 与 本 册 其 他 章 各 类 管道 安装 项 目 配套 使 用 ， 不 适用 于 工业 生 
产 管道 
1) 阀门 安装 


(1) 项 目 设 置 : 包括 螺纹 阀 、 螺 纹 法 兰 阀 、 焊 接 法 兰 阀 、 法 兰 阀 、 螺 纹 浮 球阀 、 法 兰 





=Ë N зежіненій УУМ 
浮 球阀 和 法 兰 液压 式 水 位 控制 阀 等 。 
(2) 工程 量 计算 规则 ;各 种 阀门 安装 均 以 “个 ”为 计量 单位 。 
(3) 注意 事项 。 
O 螺纹 阀门 项 目 适 用 于 各 种 内 、 外 螺纹 连接 的 阀门 安装 。 
O 法 兰 阀门 安装 适用 于 各 种 法 兰 阀门 安装 ， 定 额 中 已 包括 与 其 配套 安装 的 一 副 法 兰 (或 铸 
铁 承 盘 短 管 ) 及 相应 的 成 套 螺栓 消耗 量 ; 法 兰 阀 ( 带 短 管 甲乙 ) 安 装 ， 如 接口 材料 不 同 ， 可 作 调 整 。 


< АА 
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如 图 3.6 所 示 , 为 了 管道 安装 方便 ,在 DN100 的 钢管 上 装 有 一 副 焊接 法 兰 ， 问 是 否 需要 计算 工程 量 ? 
如 果 在 这 副 法 兰 之 间 加 装 一 个 焊接 法 兰 阅 门 ， 应 该 怎样 计算 工程 量 ? 入 
1 副 法 兰 ， 套 定额 8-618 Е 





жар ИНИ 
вас твам, иалн 、 法 兰 要 分 别 计算 。 
ХАС КЕТТІ 
人 DD М 
б) DA £ P ІІ ІШІП ТІЛІГІШІШІЛІПІГІЛІІГІШГІІШ ШІ 


定额 中 法 兰 阀 ( 带 短 管 甲乙 ) 的 意思 及 其 作用 


ЖА 
2. 


4% „5; 
只 让 ! 办 PNT00 的 法 兰 亲 辣 ， кемде 
Ҳ 


带 短 管 甲乙 就 是 表示 阀门 与 管道 连接 时 的 接口 材料 。 举 个 例子 ， 在 装 球墨 铸铁 管子 时 ， 这 个 球墨 铸铁 
管 有 两 个 头 ， 一 个 承 口 (大 头 ) 和 一 个 插口 (小 头 )， 在 这 个 管子 中 间 装 法 兰 浆 门 就 需要 这 个 甲 、 乙 短 管 ， 这 
个 甲 、 乙 短 管 各 长 约 50cm， 一 个 的 一 边 是 法 兰 ， 另 一 边 是 插口 ， 另 一 个 的 一 边 是 法 兰 ， 另 一 边 是 承 口 ， 
这 样 就 可 以 把 法 兰 阁 门 装 上 去 了 。 在 球墨 铸铁 管 的 承 口 处 接 一 个 短 管 (一 边 是 法 兰 ， 另 一 边 是 插口 )， 短 管 
的 法 兰 与 法 兰 闪 门 相 接 ， 再 接 一 个 短 管 (一 边 是 法 兰 ， 另 一 边 是 承 口 )， 这 样 在 第 二 个 短 管 后 就 又 可 以 接 球 
墨 铸铁 管 了 ， 如 图 3.7 所 示 。 
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© 浮 球 阀 安 装 已 包括 了 联 杆 及 浮 球 的 安装 。 

© 自动 排 气 阀 安 装 已 包括 了 支架 制作 安装 ， 不 再 另行 计算 。 

2) 法 兰 安装 

(1) 项 目 设置 包括 螺纹 法 兰 、 焊 接 法 兰 两 大 类 。 

(2) 工程 量 计算 规则 : 各 种 法 兰 安装 均 以 “ 副 ” 为 计量 单位 。 

(3) 注意 事项 : @ 法 兰 安装 定额 中 已 包括 了 螺栓 消耗 量 ，@ 各 种 法 兰 连接 用 热 片 ， 
均 按 石棉 橡胶 板 计算 ， 如 用 其 他 材料 可 作 调 整 ; @@ 法 兰 阀门 安装 如 仅 为 一 侧 法 兰 连接 ， 定 
额 所 列 法 兰 、 带 帽 螺 栓 及 垫圈 数量 减 半 ， 其 余 不 变 。 

4. 水 表 组 成 与 安装 

定额 包括 螺纹 水 表 组 成 安装 和 焊接 法 兰 7 

螺纹 水 表 组 成 安装 包括 表 前 闸阀 (图 3.8): 法 兰 水 表 安 装 是 按 <《《 全 国 通用 给 水 排水 标准 
图 集 》S145 编制 的 ， 分 为 有 旁 通 管 有 止 回 阀 、 有 旁 通 管 元 (E 同 阀 、 无 旁 通 管 有 止 回 阀 、 无 
旁 通 管 无 止 回 阀 4 种 形式 ， 如 图 3.9 所 示 ， 可 根据 设计 选用 相应 项 目 。 
АТА 















































水 表 组 成 安装 ， 均 以 “组 ”为 计量 单位 。 


























38 ”螺纹 水 表 组 成 安装 
旁 通 管 
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5. 水 箱 制作 与 安装 

1) 项 目 设置 

水 箱 属于 小 型 容器 制作 安装 项 目 ， 定 额 分 列 了 矩形 和 圆 形 钢板 水 箱 制 作 、 和 矩形 和 圆 形 
钢板 水 箱 安装 、 大 小 便 槽 冲洗 水 箱 制作 等 项 目 。 

2) 工程 量 计算 规则 

(Т) 矩形 和 圆 形 钢板 水 箱 制 作 按 施工 图 所 示 尺 寸 ， 包 括 箱 体 、 人 了 筷 及 连接 短 管 的 质量 ， 
以 “100kg” 为 计量 单位 ， 其 水 位 计 安装 和 内 、 外 人 梯 制作 安装 可 按 相应 定额 另行 计算 。 

(2) 钢板 水 箱 安装 均 以 “个 ”为 计量 单位 ， 按 国家 标准 图 集 水 箱 容量 “mm ”使 用 相应 

















定额 。 
3) 定额 应 用 中 的 注意 事项 
(1) 各 种 水 箱 制作 定额 中 已 包括 水 箱 的 给 水 、 出 水 、 排污 、} 溢 流 等 连接 短 管 的 制作 及 
焊接 ， 其 材料 (包括 法 兰 件 ) 应 按 设 计 的 种 类 、 规 格 、 数 量 计 入 主 料 用 量 。 水 箱 制作 定额 中 
未 包括 支架 制作 安装 ， 小 容量 水 箱 的 型 钢 支架 可 使 用 本 第 一 章 管道 支架 项 目 ， 混 北 
土 或 砖 漆 支 座 则 应 按 建筑 工程 消耗 量 定额 相应 项 BE- ! 

(2) 钢板 水 箱 制 作 定额 中 已 将 箱 体 内 除 锈 刷 底 漆 ( 防 锈 漆 两 道 ) 综 合 在 内 其 面 漆 或 保温 
绝热 按 设计 要 求 另 计 。 大 、 小 便 冲 洗 水 箱 制作 定额 中 的 底 漆 与 面 漆 已 包括 (各 两 道 )。 
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3.3.1 安装 工程 施工 图 预算 的 编制 步 又 和 方法 01 

1. ARALAR ` | ү 

К, ЖОЛ рл л л. 
тА РИК, TERMIEN. EAEE ДЕТИ РАИ НО Е ӘУЕ. 
检查 施工 图 、 标 准 图 等 是 否 齐全 ， 如 有 短缺 ， 应 当 补 齐 。 对 设计 中 的 错误 、 遗 漏 可 提交 设 
计 单 位 改正 、 补 充 。 对 于 不 清楚 之 处 ， 可 通过 技术 交底 解决 。 这 样 ， 才 能 避免 预算 编制 工 
作 的 重 算 和 温 算 。 熟悉 图 纸 一 般 可 按 如 下 顺序 进行 。 

1) 阅读 设计 说 明 书 

设计 说 明 书 中 闲 明了 设计 意图 ， 施 工 要 求 ， 管 道 保温 材料 、 方 法 ， 管 道 连接 方法 、 材 



















































































2) 熟悉 图 例 符号 

安装 工程 的 工程 施工 图 中 管道 、 管 件 、 附 件 、 灯 有 具 、 设 备 和 器 具 等 ， 都 是 按 规定 的 图 
例 表 示 的 。 所 以 在 熟悉 施工 图 纸 时 ， 了 解 图 例 所 代表 的 内 容 ， 对 识 图 是 必要 和 有 用 的 。 

3) 熟悉 工艺 流程 

给 排水 、 供 暖 、 燃 气 和 通风 空调 工程 、 电 气 施工 图 是 按照 一 定 工艺 流程 顺序 绘制 的 。 
如 读 建筑 给 水 系统 图 时 ， 可 按 “ 引 入 管 一 水 表 节 点 一 水 平 干 管 一 立 管 ~ 支管 一 用 水 器 具 ” 
的 顺序 进行 。 因 此 ， 了 解 工艺 流程 (或 系统 组 成 ) 对 熟悉 施工 图 纸 是 十 分 必要 的 。 

4) 阅读 施工 图 纸 

在 熟悉 施工 图 纸 时 ， 应 将 施工 平面 图 、 系 统 图 和 施工 详 图 结合 起 来 看 ， 从 而 搞 清 管 ; 
与 管道 、 管 道 与 管件 、 管 道 与 设备 (或 器 具 ) 间 的 关系 。 有 的 内 容 在 平面 图 或 系统 图 上 看 
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出 来 时 ， 可 在 施工 详 图 中 搞 清 。 如 ] 
和 系统 图 上 ， 在 计 






































E 生 间 管 道 及 卫生 器 具 安 装 尺 寸 ， 通 常 不 标注 在 
t+ 算 工程 量 时 ， 可 在 施工 i 























ІШ 
详 图 中 找 出 相应 的 尺寸 。 
2. 熟悉 合同 或 协议 
熟悉 和 了 解 建设 单位 和 施 程 合 同 或 协议 内 容 和 有 关 规 定 是 很 必要 的 
因为 有 些 内 容 在 施工 图 和 设计 说 明 书 中 是 反映 不 出 来 的 ， 如 工程 材料 供应 方式 、 包干 方式 、 
结算 方式 、 工 期 及 相应 奖 罚 措施 等 内 容 ， 都 是 在 合同 
3. 











单位 签订 的 





























熟悉 施工 组 织 设计 
施工 单位 根据 安装 工程 的 工程 特点 、 施 工 现场 情况 和 自身 施工 入 

等 )， 编 制 的 施工 组 织 设计 ， 对 施工 起 着 组 织 、 指 导 作 用 。 编 i 

组 织 设计 对 工程 费用 的 影响 因素 。 

4. 工程 量 计算 


或 协议 中 写 明 的 。 





























和 和 能 力 (技术 、 装 备 
圳 施工 图 预算 时 ， 应 考虑 施工 








工程 量 是 编制 施工 图 预算 的 主要 数据 ， 是 一 项 






致 % 烦琐 、 量 大 的 工作 。 工 程 量 
的 准确 与 否 ， 直 接 影响 施工 图 预算 的 编制 质量 、 工 程 造价 的 高 低 、 投 资 大 小 、 施 工 企业 的 





时 量 计 算 
此 计划 的 编制 等 。 工 程 量 计算 要 严格 按照 预算 定额 规定 和 工程 量 计算 规则 进行 。 工 
程 量 计算 时 ,通常 采 用 表格 形式 计算 , 表格 形式 见 表 3-6。 安 装 工程 单位 工程 预算 工程 量 计 
算 方 法 详 见 以 后 各 工作 任务 。 


#36 工程 量 计算 书 
工程 名 称 : 





年 月 日 
分 部 分 项 工程 名 称 ков 计算 式 
жа!” 


5. 汇总 工程 量 、 编 制 预算 书 





工程 量 计算 完毕 ， 按 预算 的 定额 的 规定 和 要 求 ， 按 分 项 工程 
书 。 工 程 预算 书 形式 见 表 3-7。 


表 3-7 ”安装 工程 预 ( 结 ) 算 书 
工程 名 称 : 年 H 日 


分 项 工程 名 称 | 单位 | 数量 





主 材 | 基价 























ЕЕЗ 各 排水 工程 定额 计价 NO 














为 制订 材料 计划 ， 组 织 材料 供应 ， 应 编制 主要 材料 明细 表 。 其 格式 见 表 3-8. 
#38 ”主要 材料 明细 表 
工程 名 称 : 年 H 日 








6， 套 预算 单价 

在 套用 预算 单价 前 首先 要 读 懂 预 算 定额 总 说 明 及 各 章 、 节 (或 分 部 、 分 项 ) 说 明 。 定 额 
中 包括 哪些 内 容 ， 哪 些 工程 量 可 以 换算 等 ， 在 说 明 中 都 有 注 骨 。 如 有 些 省 工程 预算 工程 量 
计算 规则 中 规定 ， 暖 气管 道 安装 工程 项 目 中 ， 管 路 中 的 乙 字 弯 、\ 元 宝 弯 等 安装 定额 均 已 包 
括 ， 无 论 是 现场 爆 制 或 成 品 弯 管 均 不 得 换算 。 对 于 既 不 能 套用 、 又 不 能 换算 的 则 需 编 制 补 
充 定额 。 补 充 定额 的 编制 要 合理 ， 并 须 经 当地 定额 管理 部 门 批准 。 

套 预 算 单价 时 ， 所 列 分 项 工程 的 名 称 、 规 格 \ 计量 单位 必须 与 预算 定额 所 列 内 容 完全 
- 致 ， 且 所 列 项 目 要 按 预 算 定额 的 分 部 分 项 (或 章 、 节 ) 顺 序 排列 。 

т. 计算 单位 工程 预算 造价 КАД 


计算 出 各 分 项 工程 ТА EE ЖОО СГ 即 定额 直接 费 。 首 
先 以 定额 直接 费 中 的 人 了 工 费 为 证 算 基础 ， 根据 《建筑 安装 代 程 费用 定额 》 中 规定 的 各 项 费 


N 


ж. STRAGA арды TENSE же” 
8、 编 写 施工 图 预算 编制 说 明 қы,» 


其 内 容 主要 是 对 所 采用 的 施工 图 、 预算 定额 、 单 位 估价 表 、 费 用 定额 ， 以 及 在 编制 施 
工 图 预算 中 存在 的 问题 和 处 理 结果 等 加 以 说 明 。 


3.3.2 编制 安装 工程 预算 书 


下 面 就 对 本 工作 任务 开头 时 布置 的 某 住宅 楼 的 室内 给 水 排水 工程 ， 进 行 工程 量 计算 ， 
编制 安装 工程 预算 书 ， 计 算 直 接 工程 费 。 

1. 工程 量 计算 ( 仅 计算 1/2 单元 ) 

) 给 水 管道 

(1) PPR 管 热 熔 连 接 DN40( 给 水 总 管 埋 地 部 分 ): 

[1.5+0.8+0.9+0.46+0.29+0.07+0.25x2+0.27+0.23+0.13/2( 估 )+0.63+0.18]( 水 平 段 +[(-0.02)- 
(1.4)]( 垂 直 段 )-7.275(m) 

(2) PPR “ЗАЙ ЕНЕ DN40( 给 水 立 管 地 上 部 分 ): 
9.90-(-0.02)=9.92(m) 
(3) PPR 管 热 熔 连 接 DN20( 给 水 立 管 地 上 部 分 ): 

12.80-9.90-2.90(т) 

(4) 1 一 5 层 PPR 管 热 熔 连 接 接 DN20: 
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{[0.19x2+0.13/2+0.23+0.27+0.25]( 水 平 段 ) + 
[(1.2-1.03)+(1.03-0.15)] (垂直 段 )}x5( 层 =11.225(m) 
(5) 1 一 5 JÆ PPR 管 热 熔 连 接 DN15: 
{[0.27+0.25+0.07+0.29] (水 平 段 )+(0.68-0.15) (垂直 段 )}x5( 层 )=7.05(m) 
说 明 : 由 供水 干 管 到 坐 便 器 低 水 箱 、 到 浴盆 、 到 淋浴 器 的 支管 尺寸 ， 包 含 在 定额 内 。 
2) 排水 管道 
(1) 底层 工程 量 。 
排水 横 干 管 管 中 心平 均 标高 计算 (图 3.10): 
[(-0.8)+(-0.76)]*2( 平 均 管 底 标高 )+0.1:2( 管 径 的 1/2)=-0.73(m) 


























Eeo Ұзын А 
DN75 -0.73 i 
- -二 人 -一 (一 H 8 
м2 5 
-0.76 -0.80 “ағ 
起 点 标高 终点 标高 ` N 
x 


图 3.10 HKF EE RFEA 
@ DN100 器 具 排 水 管 。 x ФА 
由 排水 横 管 至 坐 便器 (图 3.11): 







< < DN100 器 具 排 水 管 





DN75 





3.11 ”器 具 排水 管 计算 (1) 


© DN75 器 具 排水 管 。 
日 排水 横 管 至 地 漏 (图 3.12): 




















(-0.03)-(-0.73)-0.7(т) 


20.03. -0.02( 卫 生 间 地 坪 标高 ) 
жж яту ” s м A 
ЖОЙЫ 






地 漏 DN75 器 具 排 水 管 





平均 标高 DN100 
-0.73 
3— 








图 3.12 器具 排水 管 计算 (2) 
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工作 任务 3 一 








由 排水 横 管 至 洗涤 池 地 漏 : 
[(-0.03)-(-0.36)]( 垂 直 段 )+(0.18+0.19x2+0.08+0.25)( 水 平 段 )=1.22(m) 
排水 横 管 至 洗脸 贫 前 地 漏 : 
(-0.03)-(-0.73)=0.70(m) 




















@) DN50 器 具 排水 管 。 
Hik E ЕЛ IG 4k: 
[(-0.02)-(-0.73)]x2( 垂 直 段 )+0.22( 水 平 段 ， 估 )=1.64(m) 
@ DN75 埋 地 干 管 (水 平 段 )。 
0.23+0.27+0.25=0.75(m) 
© DN100 埋 地 立 管 (Pl 系统 )。 \ 入 
(-0.02)-(-0.73)-0.71(т) 2225 
© DN100 埋 地 干 管 (水 平 段 )。 ы 
P1 系统 : 1.5+0.12+0.46+0.29+0.07+0.25х2+0. эзе. 13=3.57(m)。 
P2 系统 : 1.5+0.12+0.46+0.29+0.07+0.25=2. atin) 
(2) 2—5 层 工程 量 A 


























排水 横 干 ГІТ 平均 标高 计算 
(2.38-2.34)- SAS М DAEN 9 1/2)-2.41(т) 
© DN100 ШАЯН. A, xV Wx 
由 排水 横 管 至 坐 便 524. 
С” 
до 2 Рен аА 2.88(т) 
© DN75 ӘЛЕГЕ. X< 

















ЕЗІ ТОВ 12 
ч (2.86-(02.04:2.02)-2-0.75/2((4 ТЇ Б) + 
[(0.08+0.19+0.19+0.15)?+0.133] (水 平 段 )}x4( 层 )=4.312(m) 
@ DN50 器 具 排水 管 。 
排水 横 管 至 洗脸 盆 和 浴盆 : (2.88-2.41)x2x4( 层 )=3.76(m)。 
排水 横 管 至 地 漏 : (2.87-2.41)x4( 层 =1.84(m)。 
@ DN50 排水 横 管 : (0.07+0.29+0.46 估 =2)x4( 层 )=4.88(m)。 
Б) DN100 排水 横 管 ，(0.25+0.25+0.27+0.23+0.13)x4( 层 )=4.52(m)。 
© DN100 排水 立 管 ，12.58-(-0.02)=12.60(m)。 
© DN75 通气 立 管 : 15.20-12.58=2.62(m)。 
3) 卫生 器 具 
(1) 洗脸 盆 ( 普 通 冷水 嘴 ): 5%. 
(2) МЕЖЕ): 5 组 。 
(3) 连 体 水 箱 式 坐 便器 : 5 Ж. 
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NA 


55 ММ 





(4) НЕН (КНМ 2): 5 组 。 
(5) DN75 塑料 地 漏 : 3 个。 

(6) DN75 塑料 地 漏 : 1x4=4( 个 )。 

(7) DN50 EHLI: 1x4=4( 个 )。 

4) 阀门 、 水 表 安 装 

(1) RARER DN40: 1 个。 

(2) 内 螺纹 水 表 DN20: 5 组 。 

5) 套 管 

本 例 暂 不 计算 。 
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2 工程 量 汇总 表 (3 个 单元 工程 量 合 计 )( 表 3-9) 


表 3-9 ”给 排水 工程 量 汇总 表 / 


项 目 名 称 


PPR 管 热 熔 连接 DN40 





PPR 管 热 熔 连接 DN20 
PPR 管 热 





UPVC 排水 管 DN100 


UPVC 排水 管 DN75 


UPVC 排水 管 DN50 


计算 过 程 
[7.27 有 给 水 总 管 埋 地 部 分 )+9.92( 给 水 总 管 地 上 
部 分 )]*2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
地 上 部 分 )+11.225(1 一 5 层 )]x2 
(а 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 








底层 : [0.71( 器 具 排 水 管 )+0.71( 埋 地 立 
管 )+(3.57+2.69)( 埋 地 干 管 )]x2(1 个 单元 户 数 ) 
x3( 单 元 数 ) 

Z: [2.88( 器 具 排 水 管 )+4.52( 排 水 横 
R12.60( 排 水 立 管 )]x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 
元 数 ) 










[(0.7+1.22+0.70)( 器 具 排 水 管 )+0.75( 埋 地 
二 管 )]x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 

2-5 层 : [4.312( 器 具 排 水 管 )t2.62( 通 气 立 
管 )]x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 

底层 : [1.64( 器 具 排 水 管 )]x2(1 个 单元 户 
数 )x3( 单 元 数 ) 

2-5 层 : [(3.76+1.84)( 器 具 排 水 管 )+4.88( 排 水 横 
管 )]x 2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 









































洗脸 盆 ( 普 通 冷水 路 ) 5x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
洗涤 盆 ( 单 路) 5х2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
连 体 水 箱 坐 式 大 便器 Sx2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
搞 资 浴盆 ( 冷 热 水 带 喷头 式 ) 5х2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
DN50 地 4x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
DN75 地 漏 (3+4)x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
螺纹 截止 内 DN40 1x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 
内 螺纹 水 表 DN20 5x2(1 个 单元 户 数 )x3( 单 元 数 ) 








з. 套用 现行 的 单位 估价 表 直 接 计 算 工程 费 ( 表 3-10) 


表 3-10 ”安装 工程 预算 ( 决 ) 书 
工程 名 称 ， 某 工程 给 排水 工程 






























































其 中 /元 
ы та 子 目 名 称 z 
号 | 编号 Д АТ | 材料 | 机 械 | 主 材 
合 合 价 | 合 价 | 合 
k 
1|C10-341 |, 336.75 |113.45 | 6.94 | 740.04 
内 ) 
JK IE Ti m T 
A 给 水 聚 丙烯 塑料 管 
ЕМ 13.3 573.84 
рМ15 
ЖИН КҮНЕ, 
É ы 2 
ЕМ 头 零件 DN15 і 2.4 166.19 
室内 管道 安装 ЖИ 
2 |C10-341 kapakata ды 10 108.07 674.69 | 227.3 | 13.9 |1996.79 
”| 容 ) 公 称 直径 (20mm 以 т о i i 
内 ) 
给 水 聚 丙 烯 塑 料 管 
кн ALANA ERE 86.45 17 1469.57 
DN20 
聚 丙 烯 塑 料 给 水 管 接 | 人 
:机 
ЕМ |. ss 件 DN20 四 138.7358. 38 | 5272 527.2 
室内 管道 安装 聚 丙 
з |С10-344 эе Ач 8 113.95 | 1175.62 | 936.68 |216.66 |22.28|7428.14 
”| 容 ) 公 称 直径 (40mm 以 š | i i 
内 ) 
ы, | 给 水 聚 丙烯 塑 料 管 
ЕМ Л | 6177.2 6177.2 
DN40 
聚 丙烯 塑料 给 水 管 接 
е 2: 
ЕМ |, 零件 DN40 5.1 [1250.97 1250.97 
室内 管道 安装 承 插 塑 
4 | С10-359 | 料 排水 管 (零件 粘 接 ) 126.45 | 919.54 | 770.54 | 148.28 | 0.73 |1226.79 
公称 直径 (50mm 以 内 ) 
主 材 | 承 插 塑 料 管 DN50 1075.9 
EH | 承 插 塑 料 管件 DN50 150.86 
室内 管道 安装 承 插 塑 
5 | C10-360 | 料 排水 管 (零件 粘 接 ) š 172.66 | 1067.21 | 890.43 | 176.16 | 0.62 |1446.29 
公称 直径 (75mm 以 内 ) 
ЖМ | 承 插 塑料 管 DN75 1107.13 1107.13 
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工程 名 称 ; 某 工程 给 排水 工程 续 表 




























2 其 中 /元 

F жн 子 目 名 称 

号 | 编号 Š an | AT | 材料 | 机械 | жи 

ай | 合 价 | 合 价 | а 
ЖМ | 承 插 塑 料 管件 DN75 339.19 339.19 

室内 管道 安装 承 插 
塑料 排水 管 (零件 粘 

6 | СІ0-361 199.96 | 3320.94 | 2668.91 | 650.37 | 1.66 | 5668.64 





接 ) 公 称 直径 (100mm 
以 内 ) 


主 材 | 承 插 塑 料 管 DN100 141.501 .3 |3438.45 3438.45 








188.991 2230.19 2230.19 


2138.88 |2612.19 21054 






























ЕМ ШИЙ 15600 
М [йе ЙУ) 5454 5454 
8 |СІ0-916 2995.53 | 905.4 |2090.13 3636 















































М | 3636 3636 
9 |C10-928 | 洗涤 盆 单 嘴 3326.85 | 830.64 |2496.21 2424 
М |ййй 2424 2424 
10| С10-976 че 1 | 1400.58 | 1302.48 | 98.1 20088.9 
КАЧЫ 
主 材 | 连 体 坐 便器 14544 14544 
主 材 | 连 体 进 水 阀 配 件 2121 2121 
ЕМ “| 连 体 排水 口 配件 2363.4 2363.4 
ЕМ [ЖШН 1060.5 1060.5 
11|C10-1009 Ж ад кынк 2447 | 243.05 | 1.66 372 
公称 直径 (50mm 以 内 ) 
ЕМ | 地 漏 360 360 
ЕМ | 塑料 管 12 12 
12 сто-1010126 00 4 кин 536.17 | 531.76 | 441 1041.6 
公称 直径 (80mm 以 内 ) 
主 材 | 地 漏 1008 1008 
主 材 | 塑料 管 33.6 33.6 










































































工程 名 称 : 某 工程 给 排水 工程 续 表 
其 中 /元 
ss 子 目 名 称 а я 
号 | 编号 ` 材料 | 机 械 | жи 
合 价 | 合 价 | а 
13| СІ0-824 рое ане 54.3 4031.7 
| 公称 直径 C20mm 以 内 ) š і 
主 材 | 螺纹 水 表 2850 
主 材 | 螺纹 闸阀 1181.7 
阀门 安装 PPR 管 专用 
14| C10-719 |( 热 熔 连 接 ) 公称 直径 30.48 | 0.96 | 1272.6 
(40mm 以 内 ) 
主 材 |PPR 专用 阀门 1272.6 
8919.7 |47.09|72427.49 
ATAS% 
措施 | 脚手架 搭 拆 费 =13019.15x 
5%= 650.96 
` М AA 
注 ， 本 案例 中 的 主 村 单价， 通过 查阅 武汉 市 工程 造价 信息 网 获得 ?4 仅 供 参考 。 
> | ІШ, ІШ | 
本 工作 任务 介绍 了 《湖北 省 通用 安装 正 程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 十 册 给 排水 、 


采暖 、 燃 气 工程 六 各 章 的 定额 内 容 、 工 程 量 计算 规则 及 定额 使 用 中 应 注意 的 问题 。 


以 典型 


工作 项 目 为 载体 对 计算 规则 应 用 进行 进一步 深化 。 本 工作 任务 的 学 习 重 、 难 点 是 管道 的 工 








程 量 计 算 和 定额 应 用 。 通过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 具备 编制 给 排水 工程 施工 


в. 
ТЕРЕН! | 

清 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 独 立 完成 下 面 工程 案例 ， 进 行 自我 检查 评价 。 

1. 工程 基本 概况 














预算 的 


(1) 图 3.13 为 某 学 校 办 公 楼 底层 建筑 平面 图 , 该 建筑 中 部 设 有 男女 卫生 间 。 图 3.14 一 


















































计 。 所 注 标高 以 底层 办 公 室 地 坪 为 土 0.00m， 室 外 地 面 为 -0.60m。 




















到 3.18 为 该 卫生 间 给 排水 管道 平面 图 和 系统 图 。 图 中 标注 尺寸 标高 以 m 计 ， 其 余 均 以 mm 


(2) 给 水 管 采用 镀 锌 钢管 ， 丝 扣 连 接 。 排 水 管 采用 铸铁 排水 管 ， 承 插 连 接 ， 石 棉 水 泥 


接口 。 























(3) 大 便器 为 瓷 高 水 箱 冲洗 ， 小 便 槽 采用 多 孔 冲 洗 管 冲刷 ， 地 漏 为 DN50 铸铁 地 漏 。 所 
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有 阀门 均 为 丝 扣 铀 球阀， 规格 同 管 径 。 

(4) 给 、 排 水 埋 地 干 管 管道 均 做 环 氧 煤 沥青 普通 防腐 ， 地 上 的 铸铁 排水 管 刷 红 丹 防 锈 
漆 两 遍 后 ， 再 刷 银 粉 两 遍 。 进 、 出 户 道 穿越 基础 外 墙 设置 刚性 防水 套 管 ， 给 水 干 、 立 管 穿 
墙 及 楼 板 处 设置 一 般 钢 套 管 (本 题 暂 不 计 刷 油 及 管道 套 管 等 工作 内 容 )。 

(5) 管道 施工 完毕 ， 给 水 系统 进行 静水 压力 试验 ， 试 验 压力 为 0.6MPa; 排水 系统 安装 
完毕 进行 灌水 试验 ， 施 工 完毕 再 进行 通 水 、 通 球 试验 。 排 水 管道 横 管 严格 按 坡 度 施工 ， 
中 未 注 明 坡度 者 依 管 径 大 小 分 别 为 DN75、 六 0.025，DN100、 关 0.02。 

(6) 未 尽 事宜 ， 按 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执 行 。 

2 工作 任务 要 求 

按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 а 并 
242 



































套用 定额 计算 直接 费 。 
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底层 管道 平面 图 1 : 100 


图 3.14 底层 给 排水 管道 平面 图 
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) 层 管道 平面 图 | 
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标准 层 给 排水 管道 平面 图 


图 3.15 
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顶层 管道 平面 图 1:100 


图 3.16 顶层 给 排水 管道 平面 图 
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给 水 管道 系统 图 1 : 100 





图 3.17 给 水 管道 系统 图 











65 “ММ 
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排水 管道 系统 图 1 : 100 


图 3.18 排水 管道 系统 图 








工作 任务 4 
өсө 
采暖 工程 定额 计价 | 


知识 目标 能 天 目标 素质 目标 


(1) 热 悉 采 上 暖 工程 定 j (1) 培养 学 生 团队 协 
额 子 目 ; sk. 作 精 神 ; 

(2) 掌握 采暖 管道 、 > (2) 培养 学 生 严谨 细 
供暖 器 具 、 采 暖 设备 的 工 | ! 致 的 工作 态度 ; 
BEHARRA (3) 培养 学 生 良好 的 

ү ж 职业 操守 ; 
ж,” (4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 
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41 布置 工作 任务 


4.1.1 工程 基本 概况 

(1) 图 4.1 至 图 4.5 为 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 图 ， 供 水 温度 为 95C， 回 水 温度 为 70'C 。 
图 中 标高 尺寸 以 m 计 ， 其 余 均 以 mm 计 。 外 墙 为 37 墙 ， 内 墙 为 24 墙 。 除 热力 入 口外 ， 室 
内 所 有 阀门 均 为 丝 扣 铜 球 阀 ， 规 格 同 管 径 。 

(2) 采暖 管道 采用 普通 焊接 钢管 ，DN32 以 下 为 丝 接 ， 其 余 为 焊接 。 全 部 立 管 管 径 均 为 
DN25， 散 热 器 支管 均 为 DN20。 

(3) 散热 器 选用 TZY-6-8 铸铁 柱 翼 型 散热 器 (其 主要 技术 参数 见 表 4-1), 采用 成 组 安装 ， 
采用 带 足 与 不 带 足 的 组 成 一 组 。 双 侧 连接 的 散热 器 ， isa asa 3.6m; 单 侧 连 接 的 散 
热 器 ， 立 管 至 散热 器 中 心 距离 为 1.8m。 每 组 散热 器 上 均 装 G10 和 手动 放风 阀 一 个 。 

(4) 地 沟 内 回 水 干 管 采用 岩 棉 瓦 块 保温 ( 厚 30mm), SEA A- - 层 ， 再 刷 沥青 漆 一 
道 。 地 上 管道 人 工 除 微 锈 后 刷 红 丹 防 锈 漆 两 遍 ， HPE, 散热 器 安装 后 再 刷 银 粉 一 遍 。 

(5) 干 管 坡度 i=0.003. XV 

(6) 管道 穿 地 面 和 楼 板 ， 设 - - 般 钢 套 管 。 管道 支架 按 标准 做 法 施工 。 
























































«Хр 
4.1.2 工作 任务 要 求 VAT x 
S XDA 、 
(1) 按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 列 项 、 计 算 工 
程 量 、 套 用 定额 并 计算 相关 费用 。 „2 





(2) 应 用 201346 GERERE Т.Е ЗЕЙД ЕЛЕН. 
O 主 材 价格 可 参考 当地 工程 造价 信息 网 < 
(4) 本 题 管道 保温 及 相关 刷 油 项 目 见 本 所 工作 任务 8， 此 处 暂 不 考虑 。 














2 
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图 4.1 引入 口 安装 示意 图 


1 一 温度 计 ;，2 一 压力 表 ; 3 一 法 兰 闸阀 (DN50); 4 一 法 兰 闸阀 (DN40); 
5 一 旁 通 管 (DN40 K 0.5m); 6 一 泄 水 丝 堵 
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标注 层 采暖 平面 图 


图 4.3 
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采暖 工程 定额 计价 


图 4.4 顶层 采暖 平面 图 
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4.2 相关 知识 学 习 


421 采暖 工程 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 
L RIHAR 
采暖 工程 使 用 湖北 省 安装 工程 定额 《第 十 册 AHK RE BATE). AIEN 
七 意 ， 其 中 与 采暖 工程 有 关 的 为 第 一 章 、 第 二 章 、 第 三 章 、 第 五 章 、 第 六 章 ， 具 体内 容 见 
第 十 册 定 额 。 
2， 定 额 应 用 的 注意 事项 |< 
该 内 容 与 “工作 任务 3” 中 对 应 部 分 的 内 容 相同 ， = 
3， 木 册 定 额 各 项 费用 的 规定 


(1) 一 (4) 项 内 容 与 “工作 任务 3” 中 对 应 间 Na, ЖЕН ӘЖ. 
(5) ATENDER TD A 费 的 12% 计 算 ， 其 中 人 工 工 资 占 20%。 


У 

4.2.2 яатевнязжешя 0” 3 

1 采暖 管道 安装 yO „АР 
р 管道 定额 的 界线 划分 “> Ха. 

(1) 室内 外 管道 以 入 пивна rsm 为 和 

(2) TAEA ЧИРИ ВА ЛАНА 1.5т 为 界 。 

а) кнын жик жететінін 

(4) 与 设 在 高 层 建筑 内 的 加 压 泵 间 管 道 以 泵 间 外 堵 皮 为 界 。 

2) 工程 量 计算 规则 

管道 均 以 施工 图 所 示 中 心 线 长 度 以 延 米 计算 ， 不 扣除 管件 阀门 和 各 种 管道 附件 ( 减 压 
器 、 玻 水 器 等 组 成 安装 ) 所 占 长 度 

2， 供 暖 器 具 安装 


1) 项 目 设置 内 容 

定额 中 铸铁 散热 器 按 组 成 安装 与 成 组 安装 分 列 项 目 。 前 者 适用 于 散 片 进货 现场 组 成 安 
装 (计量 单位 为 “10 Jr”): 后 者 适用 于 组 装 完成 出 场 的 成 品 安装 (以 “组 ”计量 单位 )。 定 额 
是 参照 《全 国 通 用 暖 通 空调 标准 图 集 》(T9N112) 编 制 ， 包 括 各 种 类 型 安装 以 及 暖 风 机 、 热 
空气 幕 安装 ， 如 图 4.6 一 图 4.17 所 示 。 表 4-1 为 铸铁 散热 器 结构 尺寸 及 主要 技术 参数 。 
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(280) 
1000 > 小 60( 大 60) 型 
图 4.6 圆 翼 型 铸铁 散热 器 (单位 ，mm) 图 4:7 长 翼 型 铸铁 散热 器 (单位 :mm) 








图 4.8 四 柱 813 型 散热 器 (单位 ，mm) 图 4.9 二 柱 M-132 型 散热 器 (单位 ，mm) 





手动 跑 风 
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(а) A 型 (用 于 热 水 采 暧 ) (b) B 型 (用 于 蒸汽 采暖) 
图 4.11 光 排 管 散热 器 














Е 4.13 ” 钢 制 柱 型 散热 器 (单位 : mm) 





БИЙ 





水 流 隔 板 


ЖК ( 仅 单 板 有 ) 


° ( 仅 单 板 有 ) & К 








ЕТ 背面 
АЗ Н —125sx8-200 
e қара са 

(а) 板式 散热 器 (b) 遍 管 单 板 散热 器 ， 
Қ ф15 
\ 正面 





“А 
N Yo insu 扁 管 散 热 器 
2814.14. СИРРИ стау 


|| 


图 4.15 钢 制 管 式 散 热 器 图 4.16 铝 制 复合 散热 器 


1) 


图 4.17 ”艺术 造型 散热 器 
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НЕБА С. 采暖 工程 定额 计价 





表 4-1 铸铁 散热 器 结构 尺寸 及 主要 技术 参数 
























































序号 型 号 _ 单 片 主 要 尺寸 /mm 质量 散热 面 R 
SEH | 宽度 B | КЕІ| 中 心 距 H， | /(kg/ 片 )》 | (т) 

i TZY2-6-5(8) | 中 片 700 100 60 600 6.7 0.412 
GER 700) EK 780 100 60 600 7.2 0.412 

7 т2ү2-5-5(8) | 中 片 600 100 60 500 5.5 0.377 
(НЕЗ 600) EK 680 100 60 500 6.0 0.377 

3 TZY2-3-5(8) | 中 片 400 90 60 300 3.6 0.180 
ER 400) EK 480 90 60 300 42 0.180 

4 四 柱 813 型 анар 724 159 57 642 6.5 0.280 
足 片 813 159 57 642 7.0 0.280 

5 TZ4-6-5(8) | 中 片 682 143 60 600 5.8 0.235 
(四 柱 760) |а 600 62 0.235 

& TZ4-5-5(8) | 中 片 500 5.4 0.200 
(四 柱 660) EPF — 500 59 0.200 

Е TZ4-3-5(8) | 中 片 300 5.0 0.130 
(四 柱 460) E 300 515 0.130 

š TZ2-5-5(8) | 中 片 500 6.5 0.240 
(М132 型 ) EK 500 7.0 0.240 

9 TCO 28526) ГІЗ 115 280 500 26 1.170 

KRAK 6057) 
10 кшк 60 型 ) - | oo | 1s 200 500 18 0.800 
2) 定额 应 用 中 的 注意 事项 
(1) 各 类 型 散热 器 不 分 明 装 或 安装 , 疯 使 用 同类 型 的 新 型 散热 器 定额 项 目 。 柱 型 散热 
器 挂 装 时 ， 可 使 用 M132 型 子 目 。 柱 形 和 М132 型 铸铁 散热 器 安装 用 拉 条 时 ， 拉 条 另行 














计算 。 

(2) 定额 中 列 出 的 接口 密封 材料 ， 除 圆 咽 型 散热 器 采用 橡胶 石棉 板 外 ， 其 余 均 采用 成 
品 汽 包 垫 ， 如 采用 其 他 材料 不 做 换算 。 

(3) 光 排 管 散热 器 制作 、 安 装 项 目 、 单 位 每 10m 系 指 光 排 管 长 度 ， 联 管 作为 材料 已 列 
入 定额 ， 不 得 重复 计算 。 

(4) 板式 、 壁 板式 已 计算 了 托 钧 的 安装 人 工 和 材料 ， 闭 式 散热 器 的 价格 如 不 包括 托 钧 
者 ， 托 钧 价格 另行 计算 。 

(5) 供暖 器 具 的 集 气缸 制作 、 安 装 可 参照 定额 《第 八 册 ”工业 管道 工程 》 相 应 项 目 计算 。 


Тан 说 明 


有 一 热 水 采 暖 工程 ， 使 用 了 15 组 由 无 颖 钢管 制作 的 光 排 管 散热 器 ， 尺 寸 如 图 4.18 所 示 。 试 计算 散热 
器 工程 量 。 

根据 定额 要 求 ， 光 排 管 散热 器 的 联 管材 料 消耗 量 已 列 入 定额 ， 只 计算 排 管 工程 量 。 从 图 418 可 知 ， 
该 散热 器 为 A 型 光 排 管 散热 器 ，# 159 x 6 的 无 颖 钢管 为 联 管 ， 不 用 计算 其 长 度 ; Gp 108 x4 的 无 终 钢 管 为 
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排 管 ， 其 长 度 共计 1.2 x 3 x 15=54(т). 


ф108х4 











900 














图 4.18， 光 排 管 散热 器 例题 (单位 : 


(6) 风机 和 热 空气 幕 (图 4.19) 安 装 均 以 “ 台 ” ЖИШШ кечили, зоа 
的 暖 风机 定额 中 已 综合 支架 制作 安装 除 锈 刷 油 ; HERTS 500kg 的 暖 风机 未 包括 支架 ， 
按 有 关 项 目 另 计 ( 单 组 悬挂 式 支架 质量 小 于 LOKE БЛГ Be fH ACE ЛАЯ 道 支架 项 目 ， 5 
于 100kg 者 或 落地 式 支架 则 应 使 用 第 三 уве 设备 支架 项 目 )。 








з. 7. XS Жк DAS 

1) 阀门 、 ЖА: 

与 工作 任务 3 中 对 应 的 内 容 相同 。 

2) 

包括 集 气 铅 制 作 安 装 、 自 动 排 气 阀 (图 4.20)、 手 动 放 风门 安装 项 目 。 按 照 不 同 规格 ， 
йж жб иш 

3) 补偿 器 安装 

定额 分 列 了 螺纹 连接 (法 兰 ) 式 套 简 补 偿 器 安装 (图 4.21). 焊接 法 兰 式 套 简 补偿 器 伸缩 器 安装 
项 目 。 按 照 不 同 规格 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 对 于 方形 补偿 器 ， 已 综合 在 管道 内 ， 不 要 重复 计算 。 











图 4.20 自动 排 气 闪 图 4.21 套 简 补偿 器 
ЖУЛУУ тв 





ж, 说 明 


如 图 4.22 所 示 为 某 供 暖 管道 干 管 上 一 方形 补偿 器 ， 应 如 何 计算 ? 
定额 规定 ， 方 形 补偿 器 应 计 入 管道 工程 量 ， 其 长 度 为 1.5+0.5 x 2=-2.5(m)， 不 用 单独 套用 定额 。 
1500 


&— 
— / Ж. 
图 4.22 方形 补偿 器 计算 (单位 : тт) 


— pirim 
兰 式 橡胶 挠 性 接头 如 图 4.23 所 示 ， 按 照 不 同 规格 ， 以 《个 为 计量 单位 。 








(a) 实物 图 (b) KST 型 可 曲 挠 双 球体 橡胶 接头 
4.23 ”法 兰 式 橡胶 挠 性 接头 
1 一 活 接头 ，2 一 戏 球 橡胶 接头 
4. 低压 器 具 组 成 与 安装 


1) 项 目 设置 内 容 
定额 包括 减 压 器 、 朴 水 器 组 成 安装 及 分 水 器 安装 项 目 ， 如 图 4.24 一 图 4.26 所 示 。 
p15 压气 管 


ЖОЕ 











94.24 减 压 阀 安装 图 
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БЫ ғ” por 

21 к 3 2 2 

(а) 不 带 旁 通 管 的 水 平安 装 。 (b) 带 旁 通 管 的 水 平安 装 (с) ЭШ ЗЕН СЕ 





45. 4% 42 


(d) 旁 通 管 垂直 安装 (上 返 ) (в) 不 带 旁 通 管 并 联 安装 (D 带 旁 通 管 并 联 安装 


图 4.25 “供暖 琉 水 器 安装 图 < 
ТИ: ОЕ, 3— 4, 4-ЕНІМ; S 





- Сеш 图 4.26 aizan 





EN 
2) 工程 量 计算 规则 






мкін, KATE RARER балли, 图 427 所 示 为 热力 入 口 安 


(1) 减 压 器 、 朴 水 器 组 成 安装 ， 以 丝 接 与 焊接 两 种 方式 分 列 项 目 ， 以 “组 ”为 计量 


单位 。 
(2) 分 水 器 安装 ， 按 不 同 支 路 数列 项 ， 以 “个 ”为 计算 单位 。 
3) 定额 应 用 中 的 注意 事项 


(1) 减 压 器 、 朴 水 器 组 成 安装 ， 是 按 《 采 暖 通风 标准 图 集 》(N108) 编 制 的 ， 定 额 中 均 按 























相应 标准 图 集 计算 了 其 组 成 所 需要 的 管材 、 管 件 、 阀 门 、 法 兰 等 材料 需 
压 (冲洗 ) 与 组 合 管 除 锈 刷 底 漆 ( 防 锈 漆 两 道 )。 








(2) 分 水 器 安装 项 目 ， 适 用 于 室内 给 水 和 采暖 系统 中 采用 铝 塑 复合 管 、 

















烯 管材 等 的 分 水 配件 安装 ， 定 额 内 已 综合 了 其 支 ( 托 ) 架 的 配制 与 安装 。 
(3) 减 压 器 组 成 安装 选用 定额 子 目 时 ， 其 规格 应 以 高 压 侧 直 径 为 准 。 








量 ， 并 综合 了 试 


聚 乙烯 与 聚 丙 


(4) 减 压 阀 、 朴 水 阀 单 体 安装 的 ， 不 能 使 用 本 章 项 目 ， 应 按 阀 门 安装 相应 项 目 计算 。 
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(с) 高 压 蒸汽 减 压 后 入 口 
图 4.27 ”供暖 热力 入 口 安装 图 


ния | 


图 4.28 所 示 为 一 蒸汽 采暖 散热 器 ， 在 其 下 面 安装 了 一 个 DN20 RAE # ЖИЛЕ, НЕБЕ 
套用 定额 ? 
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按照 定额 规定 ， 单 体 疏 水 器 不 使 用 第 十 册 第 七 章 “ 玻 水 器 组 成 安装 ”项 目 ， 应 按 阀 门 计算 。 


















































ЕЕ жеді» 


N 
图 4.28 Mk 45 
(5) 分 水 器 安装 时 ， miinaa, RD 成 品 价 计算 并 将 定额 中 型 钢 用 量 


扣除 ， 其 余 不 变 。 25% 
Уу. 
4:3、 工 作 任务 实施 - 
у^ x Ф 
А УРАМ АА 
4.3.1 бане, саи x 
(1) 关于 横 管 坡度 的 





低 , PEERAGE A HETRE 点 。 计 算 立 管 高 度 ， 应 取 其 平均 值 。 水 平 干 
иялык 昌 于 增加 值 甚 徽 ， 可 以 忽略 不 计 ( 为 了 计算 方便 ， 本 工作 任务 中 的 坡 
度 均 视 为 平均 后 的 坡度 )。 

(2) 实际 安装 时 ， 干 管 与 立 管 并 不 在 同一 垂直 立 面 上 ， 立 管 与 干 管 相交 的 FÉS, 
以 及 立 管 绕 支 管 时 的 抱 弯 ( 俗 称 元 宝 弯 )( 图 4.29)， 根 据 定额 说 明 ， 已 包括 在 管道 安装 工作 内 
容 中 ， 不 应 另 计 工 程 量 。 





Ж er 坡度 为 0003， 引 入 口 升 高 处 为 最 





























图 4.29 丁字 形 弯 与 元 宝 弯 
Ж УЛЛУ ва. 





散热 器 中 心 距离 





+ 





图 4.30 散热 器 支管 长 度 计算 


长 度 =[ 散 热 器 中 心 距离 -( 单 片 散热 器 厚度 X 片 数 )/2]X 根 数 
至 散热 器 中 心 距离 -( 单 片 散 热 器 厚度 X 片 数 )/2]X 根 数 





立 管 双 侧 连 接 散 热 器 时 支管 
立 管 单 侧 连 接 散热 器 时 支管 长 度 = 


4.3.2 编制 安装 工程 预算 书 


сар 


立 管 



























































下 面 ， 我 们 就 对 本 工作 任务 开头 时 布置 的 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 ， 进 行 工程 量 计算 ， 
编制 安装 工程 预算 书 ， 计 算 直 接 工程 费 。 
1， 工 程 量 计算 ( 表 4-2) 
表 4-2 ЖЕРЕ 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 名 дне с Ë: 
EET 计算 公式 
焊接 钢管 DN50 5. Сет Зуун. HE HS 0 
(焊接 连接 ) 3.3x3-0.5-1+1.8+2)( 地 上 ) 
Ë `: (3.6x4-0.18+2.5)( 地 沟 内 ) 
F: x x2)( 地 上 
焊接 钢管 DN40 T: (1,6+3.6Х2-0.5+5.243.6 2)( 地 上 ) 
(焊接 连接 ) FP: (3.6-0.5+3.6x2+1.2+6+2.1+6-0.5+2+3.6+3.6x2)+0.5 
(引入 口 旁 通 管 ) 地 沟 内 ) 
爆 接 钢管 DN32 : (3.6-0.5+3.6+1.2+6+2.1+6+1.085-0.4+3.6x3-0.8+0.4) 
(焊接 连接 ) 人 
2: (1.6+3.6x2-0.5+5.7+3.6+0.4)( 地 沟 内 ) 
焊接 钢管 DN25 "GENDE i 
(螺纹 连接 ) (5.7-0.5+3.6x3+1.2+0.5+3.6x2-1)( 地 沟 内 ) 
Е 管 : (13+0.4)x12+1.2x3( 地 上 ) 







































































项 目 名 称 单位 计算 公式 
支管 : 
@ 立 管 双 侧 连接 散热 器 : 
20 片 20 片 : [3.6-0.06x(20+20)=2]x2 
18 片 18 Pr: [3.6-0.06x(18+18)=2]x2 
174174: [3.6-0.06x(17+17)>2]x4 
18 片 16 片 ，[3.6-0.06x(18+16):=2]x2 
16 814: [3.6-0.06х(16+14)+2]х2 
БЕНЕН 15 13: [3.6-0.06x(15+13):2]x4 
.. а КУЛИ? 
& 20 Jr: [1.8-0.06х20+2]х4 
19 r: [1.8-0.06х19=2]х2 
18 JY: [1.8-0.06х18+2]х6 
174: [1.8-0.06х17+2]х20 
16 №: [1.8-0.06х16+2]х8 
15 4: [1.8-0.06x15+2]x10 
14 №: [1.850:06%14+2]х18 
13 4: [08-0:06х13+2]х12 
т” 组 20дай 19 片 1 组 ;18 片 6 组 ，17 片 14 组 ，16 片 6 组 
组 15 片 7 组 ;14 片 1034_13 F 8 ñ 
Й DN50 í 引入 口 处 
19 DN40 个 引入 口 处 
РҮҮТТҮТ DN25 £ 立 管 上 下 端 处 24 个 ， 自 动 排 气 阀 下 2 个 
丝 扣 铜 球阀 DN20 个 l 管 
Н НЕЙ DN25 ЖЕ 供水 H 管 起 始 端 处 
ЖОАН DN10 水 
温度 计 支 引入 口 处 
压力 表 块 引入 口 处 
一 般 穿 墙 钢 套 管 DN50 Ж 立 管 处 4 个 ， 横 管 处 4 个 
- 般 穿 墙 钢 套 管 DN40 ДЕ 横 管 处 4 个 
一 般 穿 墙 钢 套 管 DN32 T 横 管 处 6 个 
一 般 穿 墙 钢 套 管 DN25 Ж 横 管 处 1 个 ， 立 管 处 4x56=224( 个 ) 
一 般 穿 墙 钢 套 管 DN20 Ж 16 | 支管 处 8+8=16( 个 ) 
地 沟 内 管道 岩 棉 瓦 块 保温 | m° 详 见 “工作 任务 8”， 本 处 略 
ж Ja жЕ қ 
наны алд з? 详 见 “工作 任务 8” ， 本 处 略 
沟 内 保温 管 j 
m 详 见 “ 工 作 任务 8”， 本 处 略 
地 上 管道 刷 银 粉 两 遍 m? 详 见 “工作 任务 8”， 本 处 略 
ii ра амы ЕЕ 详 见 “ 工 作 任务 8”， 本 处 略 
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工作 任务 4 7, 


2. 套用 现行 定额 ， 计 算 直接 工程 费 ( 表 4-3) 
#43 ”安装 工程 预 ( 决 ) 算 书 


工程 名 称 ; 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 





采暖 工程 定额 计价 






























































06 “| 自动 化 控制 仪表 安装 工程 1084 | 41 | 078 | 91.6 
ДЕС? 膨胀 式 温度 计 工业 液体 温 | 305% | 1% Ië 
度 计 
主 材 _| 插 座 带 丝 堵 19.6 
YN 
2 | C6-26 | 压力 表 、 真 空 表 W 7808 | 212 | 078 72 
ЕМ “| 取 源 部 件 24 
主 材 | 仪表 接头 48 
10 | ЯР. Жж. МАТ. 8226.65 | 943.92 |11494.78 
室内 管道 安装 焊接 钢管 ( 螺 
1 | C10-185 | 纹 连接 ) 公称 直径 (20mm 以 | 10014 14.82 235.19 | 13.93 | 1187.67 


























































































2 37.85 | 2507.79 
焊 1812.05 
m 695.8 
3 т ақы 599.61 | 27.34 | 82.78 | 571.25 
32mm 以 内 ) 
接 钢管 DN32 571.26 
4 |СІ0-196 БЖ I 652.6 | 3427 | 86.85 | 699.16 
公称 直径 (40mm 以 内 ) 
主 材 | 焊接 钢管 DN40 699.15 
5 |С10-197 ЕЕЕ MEURE) 91.38 |126.81 | 1342.68 
公称 直径 (50mm 以 内 ) 
ЕМ | 焊接 钢管 DN50 1342.67 
6 cios 0221295 ERREEN 162.08 | 71.04 | 36.8 | 29.76 
安装 公称 直径 (50mm ЦА) 
ЕМ | 焊接 钢管 DN20 29.71 
7 |C10-611 Қосайдан 3795.75 |2279.25| 999 | 517.5 | 621 







安装 公称 直径 (50mm ЦА) 








ЕМ | 焊接 钢管 DN25 
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一 般 过 墙 、 楼 板 钢 套 管制 作 























8 |С10-611| 公称 直径 (50mm 以 内 ) 60.78 | 26.64 | 13.8 | 19.74 
主 材 | 焊接 钢管 DN32 19.73 
9 |C10-611|, Жа. ВЕНЕ 81.04 | 35.52 | 184 | 4448 
安装 公称 直径 (50mm Ц А) 
主 材 | 焊接 钢管 DN50 44.5 
10|C10-611 Жы, на еШ 40,52 | 17.76 | 92 | 16.12 
安装 公称 直径 (50mm 以 内 ) | 
ЕМ | 焊接 钢管 DN40 16.13 
11 | C10-628 AISE wa ARE 309.12 | 428.4 1120 


(20mm 以 内 ) 


М 19:8 |1119.89 1119.89 








< 螺纹 阀 公称 直径 | 
18:14 | 471.64 | 172.9 | 298.74 590.98 


13 | СІ0-640 кпн асан Аф 74:43] 33.05 | 4138 68 
° 直径 (40mm 以 内 ) ДХ ` Ça 
w be 


М 68 


Ё 
12 С10-629 |, 
































门 安装 RAER 公称 
(50mm 以 内 ) 

i 
动 排 气 阀 公称 直径 
(25mm 以 内 ) 







14|C10-641 


ЕМ 


66.1 91.14 196 














15 | СІ0-687 36.44 32 38.4 


















































主 材 |НӘНЕЗІМ 38.4 
16| C10-688 жалық ыы 110,88 | 23.52 791.84 
(10тт 以 内 ) 
ЕЗ FERAN 791.84 
17|С10-1086) 923.45 |1611.33 603.07 
主 材 602.9 
18|С10-1086) 1431.49 | 2497.8 1046.84 
主 材 | 铸铁 散热 器 柱 型 1046.73 
19| BM104 | 系统 调整 费 (采暖 工程 ) 309.02 | 1236.1 
合计 8230.75 11586.38 


SS 
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本 工作 任务 介绍 了 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 十 册 给 排水 、 
采暖 、 燃 气 工程 》 中 有 关 采 暖 工程 的 定额 内 容 、 工 程 量 计算 规则 及 定额 应 用 中 需要 注意 的 
问题 。 学 习 重 点 是 采暖 管道 、 散 热 器 等 项 目的 工程 量 计算 规则 和 定额 应 用 ， 通 过 对 本 工作 
任务 的 学 习 ， 应 具备 编制 采暖 工程 施工 图 预算 的 能 力 。 


Еп БЕДЕ] 


. 0 ее 
1. 工程 基本 概况 = 入 

() E 431—8 434 所 示 为 某 单位 办 公 楼 采暖 工程 шижаш. жя 
热 水 采 暖 系 统 ， 供 水 温度 95C， 加 水 温度 70C， 热 源 二 刘 外 的 开水 房 接 入 。 图 中 标高 以 mm 
计 ， 其 余 均 以 mm 计 。 一 楼 室内 地 坪 为 十 0000ni 楼 室内 地 坪 为 3300m， 室 外 设计 地 二 
为 -0.600m。 АХА 

O) энин, олаг бді, жаналык. ена 
的 支管 管 径 均 为 DN20。 > 

0) Мил TZY-6-5 вибив Оазе Жете 4-1)， 采 用 现场 组 成 
зав, Ж татары, ENTERI AUERIN, IORN 
为 3.6m; Шыныда кенет AJJ 1.8. 每 组 散热 器 上 均 装 p10 手 
动 放风 阀 一 个 。 C s AN 

(4) 进出 散热 器 声 管 上 均 安装 四 口 铜 隶 阿 一 只 ， 规 格 同 管 径 。 

(5) 地 沟 肉 向 永 干 管 采用 岩 棉 瓦 块 保温 ( 厚 30mm)， 外 缠 玻 璃 丝 布 一 层 ， 再 刷 沥青 漆 一 
道 。 地 上 管道 人 工 除 微 锈 后 剧 红 丹 防 锈 漆 两 遍 ， 再 刷 银 粉 两 遍 。 散 热 器 安装 后 再 剧 银 粉 
=й. 

(6) 干 管 坡度 i=0.003. 

(7) 管道 穿 地 面 和 楼 板 ， 设 一 般 钢 套 管 。 管 道 支架 按 标准 做 法 施工 。 

2. 工作 任务 要 求 

(1) 按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 列 项 、 计 算 工 
程 量 、 套 用 定额 并 计算 相关 费用 。 

(2) 应 用 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》 计 取 相 关 费 用 。 

(3) 主 材 价格 可 参考 当地 工程 造价 信息 网 。 
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工作 任务 4 下 
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工作 任务 5 
K 


知识 目标 能 天 目标 素质 目标 


(1) 能 够 准确 识 读 消 计算 ; (1) 培养 学 生 严谨 细 
防 工程 图 并 正确 列 项 ; |. 致 的 工作 态度 ; 

о) 能 够 准确 计算 给 小 рзы (2) 培养 学 生 良 好 的 
排水 工程 量 ; S | 职业 操守 

G) 掌握 消防 工程 定 
«налан 12” 


SN 


/ ! 
A 
“7 


入 





5.1 布置 工作 任务 


5.1.1 工程 基本 概况 


(1) 图 5.1 一 图 5.6 为 某 活动 中 心 消火栓 和 自动 喷 淋 系统 的 一 部 分 ， 消 火 栓 和 喷 淋 系统 
均 采 用 热 镀 匀 钢管， 螺纹 连接 。 
(2) 消火栓 系统 采用 SN65 普通 型 消火栓 , 19mm 水 枪 一 支 , 25m 长 衬里 麻 织 水 带 一 条 。 
(3) 消防 水 管 穿 地 下 室外 墙 设 刚性 防水 套 管 ， 穿 墙 和 楼 板 时 设 一 般 钢 套 管 ， 水 平 管 在 
吊顶 内 敷设 。 

(4) 施工 完毕 ， 整 个 系统 应 进行 静水 压力 试验 ， Í 消火栓 为 0.40MPa; 14 
系统 为 0.55MPa。 试 验 压力 消火栓 系统 为 0.675MPa; қсы MPa. 

(5) 图 中 标高 均 以 m 计 ， 其 他 尺寸 标注 均 以 mm 计 

(6) 本 案例 暂 不 计 刷 油 、 保 温 等 工作 内 容 ， 阀 门 SS 

?Mme en 


5.1.2 工作 任务 要 求 R 


ТЕ лл ш manen 计算 工 
程 量 、 套 用 定额 并 计算 相关 费用 3 
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一 层 设备 管线 、 自 动 消防 平面 图 


图 5.1 
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消防 栓 系统 图 


图 5.4 





7 “МЭЭ 








= “建筑 安装 工程 计量 与 计价 О 








900 
с 
о 
е 
5 


























z 
S| _ 7,550 
e 
8 
8 5.500 
e 
S 
ЕЗ 
е] 
&| 0300 











500х300 А 

















/ І Ñ 
NN 10000 72 
/ 10000 








5.5 D—D #8 
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ы KELLENI 


5.2.1 аотавнелавеяаноатий — 
) 
1. жй о ЖЕУ” 


n сн билал итиини 第 九 册 ”消防 工程 》。 
本 册 定额 共 五 章 y》 其 中 与 水 灭火 消防 系统 有 关 的 为 第 一 章 、 第 五 章 。 

2 定额 应 用 的 注意 事项 

1) 定额 的 适用 范围 

本 册 定 额 适 用 于 工业 与 民用 建筑 中 的 新 建 、 扩 建 和 整体 更 新 改造 的 消防 安装 工程 。 

2) 使 他 册 相 应 定额 的 工程 项 目 

(1) 电缆 敷设 、 桥 架 安装 、 配 管 配 线 、 接 线 盒 、 动 力 、 应 急 照 明 控 制 设备 、 应 急 照 明 
器 具 、 电 动机 检查 接线 、 防 雷 接地 装置 等 安装 ， 均 执行 《第 四 册 ”电气 设备 安装 工程 》 相 
应 定额 项 目 。 

(2) 不 锈 钢管 和 管件 ， 铜 管 和 管件 及 泵 间 管 道 安装 ， 管 道 系统 强度 试验 、 严 密 性 试验 、 
管道 探伤 等 ， 执 行 《第 八 册 ”工业 管道 工程 》 相 应 定额 项 目 。 

(3) 消火栓 管道 、 室 外 给 和 水 管道 安装 及 水 条 制作 安装 ， 执行 《第 十 册 ”给 排水 、 采 暖 、 
燃气 工程 》 相 应 定额 项 目 。 

(4) 消防 管道 上 的 阀门 、 管 道 及 设备 的 支架 、 套 管制 作 安装 ， 应 执行 《第 十 册 НЕ 
水 、 采 上 暖 、 燃 气 工程 》 相 应 定额 项 目 。 

(5) 隔 模式 气压 水 缸 安 装 ， 执 行 《 第 十 册 ”给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 》 相 应 定额 项 目 。 


99 “МЭЭ 
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建筑 安装 工程 计量 与 计价 和 NN 


(6) 各 种 消防 泵 、 稳 压 泵 等 机 械 设 备 安装 及 二 次 灌浆 ， 执 行 《第 一 册 “机械 设备 安装 


工程 》 相 应 定额 项 目 。 





警 开关 的 接线 、 校 线 等 ， 执 行 


(7) 各 种 仪表 的 安装 及 带电 讯号 的 阀门 、 水 流 指示 器 、 压 力 开 关 、 驱 动 装置 及 泄漏 报 


《第 六 册 ”自动 化 控制 仪表 安装 工程 》 相 应 定额 项 目 。 





(8) 泡沫 液 储 饶 、 设 备 支 
作 安 装 工程 》 相 应 定额 项 目 。 











架 制 作 、 安 装 等 执行 《第 三 册 ” 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制 








(9) 设备 及 管道 除 锈 、 刷 油 及 绝热 工程 执行 《第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 


相应 定额 项 目 。 


(10) 凡 涉 及 管道 及 井 类 的 土石 方 开 挖 、 垫 层 、 基 础 、 砌 筑 、 抹 灰 、 地 井盖 板 预 制 安装 ， 








回填 、 运 输 ， 路 面 开 挖 及 修复 、 
额 项 目 。 





3) 本 册 定 额 各 项 费用 的 规定 





(1) 超 高 增加 费 ， 指 操作 物 








管道 支 墩 ， 执 行 湖北 省 建筑 、 市 政 专业 、 公 共 专 业 相应 定 





高 度 距离 楼 地 面 3.3m 以 目的 分 部 分 项 工程 ， 按 其 超过 部 分 


的 定额 人 工 费 乘 以 下 列 系数 (其 中 全 部 为 人 工 工资 ) 见 表 S:l- 


(2) 暗室 施工 增加 费 : 是 指 
地 下 室内 、 库 内 或 暗室 内 施 王 ， 
中 全 部 为 人 工 工资 )。 


жол 起 高 增加 消耗 量 系数 表 


操作 物 高 度 ( 士 /m 以 内 ) es dha | o o 





S a E 标识 、 物 体 颜 色 的 洞 内 、 


7 因 人 工 降 效 而 增加 的 费用 让 按 所 发 生 人 工 费 的 15% 计 取 ( 其 


(3) 高 层 建 筑 增加 费 ( 指 高 度 在 6 层 或 20ni 居 上 的 工业 与 民用 建筑 ) 按 表 5-2 计算 (其 中 





























全 部 为 人 工 工资 ): 
表 5-2 高 层 建筑 增加 系数 表 
9 层 12 E 30 J: 33 Jë 
ЖЕ, UF | DE ик | WF 
ш Gom) | (40т) (100т) | (110т) 
按 人 工 
ОЧ 1 2 14 17 
h) 
= 36 层 | 39 层 574 | 60 层 
Б UF | А ик | и 
Ы (120т) | 130m) (190т) | (200т) 
RAI 
ДІ 20 23 а 44 
(%) 
(4) 脚手架 搭 拆 费 ， 可 按 定额 人 工 费 的 5% 计算 ， 其 中 人 工 工资 占 25%。 
































(5) 安装 与 生产 同时 进行 增加 的 费用 ， 按 人 工 费 的 10% 计 算 (其 中 全 部 为 人 工 工资 ) 。 


(6) 在 有 害 身体 健康 的 环境 中 


/ 100 


























施工 增加 的 费用 ， 按 人 工 费 的 10% 计 算 (其 中 全 部 为 人 工 

















工资 )。 
5.2.2 消防 工程 量 计算 及 定额 应 用 
本 节 只 涉及 水 灭火 消防 系统 ， 火 灾 报 警部 分 的 相应 内 容 见 定额 《第 九 册 ”消防 工程 》。 
1. 水 灭火 系统 安装 
水 灭火 系统 安装 定额 适用 于 工业 和 民用 建 ( 构 ) 筑 物 设置 的 自动 喷 水 灭火 系统 的 管道 、 
各 种 组 件 、 消 火 栓 、 灭 火器 具 的 安装 。 
1) 界线 划分 
(1) 室内 外 界线 : 喷 淋 系统 水 灭火 管道 和 消火栓 管道 的 室内 外 划分 :以 建筑 物 外 墙 皮 
1.5m 为 分 界 点 。 如 入 口 处 设 阀门 时 ， 以 阀门 为 分 界 点 。 


(2) 设 在 高 层 建筑 内 的 消防 泵 间 管 道 应 以 泵 房 外 堵 皮 为 界 。 @ 
(3) 消防 管道 与 市 政 管道 的 划分 ， 以 计量 井 为 界 。 хазон, 以 市 政 给 水 管道 的 碰 


























头 点 为 界 。 < 
2) 工程 量 计算 规则 < Ñ 
We 

种 组 件 所 占 长 度 。 | 


(2) 喷头 安装 按 有 吊顶 、 无 吊顶 分 别 凡 “ji0 个 ”为 计量 单位 。 

O Жаназар 5 组 ”为 计量 单位 。 

ЕТЕГІ ПЕТЕР 量 单位 。 

(5) 水 流 指示 器 „алалек, втинна Ж 

(6) ЖЭБ МАНАЕ “#1” NEM, ENR, ІІ 223 
AMOR R Е АЕ ВЕНЬ ЕЕ Jt TEB A N 

(7) 集 热 板 制作 安装 以 “个 ”为 计量 单位 = 

(8) 室内 消炎 栓 安 装 分 单口 栓 、 双 口 栓 、 立 柜 式 组 合 消防 箱 三 种 形式 ， 以 “ 套 ” 为 计 
量 单 位 ， 所 带 消防 按钮 的 安装 另行 计算 。 

(9) 室外 消火栓 安装 ， 区 分 不 同 工 作 压 力 、 不 同 规格 和 安装 部 位 ， 以 “ 套 ”为 计量 
单位 。 

(10) 消防 水 泵 接合 器 安装 区 分 不 同安 装 方式 和 规格 ， 以 “ 套 ”为 计量 单位 。 如 设计 要 
求 用 短 管 时 ， 其 本 身价 值 可 另行 计算 ， 其 余 不 变 。 

(1) 隔膜 式 气压 水 镶 安 装 区 分 不 同 规格 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

3) 定额 应 用 说 明 

(1) 管道 安装 定额 包括 工序 内 一 次 性 水 压 试验 。 

O 镀 锌 钢管 法 兰 连接 定额 ， 管 件 是 按 成 品 、 普 头 两 端 是 按 接 短 管 焊 法 兰考 虑 的 ， 定 
额 中 包括 了 直 管 ， 管件 、 法 兰 等 全 部 安装 工序 内 容 ， 但 管件 、 法 兰 及 螺栓 的 未 计价 材 数量 
应 按 设计 规定 另行 计算 。 

(3) 沟 模式 管道 安装 定额 中 已 包括 用 沟 槽 夹 夭 连 接 沟 模式 管件 、 管 道 的 工作 内 容 ， 沟 
模式 钢管 件 、 沟 模 卡 往 的 未 计价 材 数量 应 按 设计 规定 另行 计算 。 

(4) 链 锌 钢管 定额 也 适用 于 镜 锌 无 颖 钢管 的 安装 。 

(5) 弧 型 喷 淋 管 道 安装 执行 喷 淋 管道 安装 定额 ， 其 人 工 费 、 机 械 费 乘 以 系数 LA. 
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(6) 镀 锌 钢管 安装 定额 也 适用 于 镀 锌 无 颖 钢管 公称 直径 与 管 外 径 的 对 应 关系 见 表 5-3。 
表 5-3 公称 直径 与 管 外 径 的 对 应 表 








公称 直径 /mm 

(7) 管 网 冲洗 定额 是 按 水 冲洗 考虑 的 ， 若 采用 水 压气 动 冲洗 法 时 ， 可 按 施工 方案 另行 
计算 。 定 额 只 适用 于 自动 喷 水 灭火 系统 。 

(8) 定额 只 编制 了 湿式 报警 装置 定额 ， 干 湿 两 用 、 雨 淋 及 预 作 用 报警 装置 安装 执行 湿 
式 报警 装置 安装 定额 , 人 工 乘 以 系数 1.2。 定额 内 已 包括 装配 管 ( 除 水 力 警 铃 进 水 管 ) 的 安装 ， 
水 力 警 铃 进 水 管 并 入 消防 管道 工程 量 中 。 

O 湿式 报警 装置 包括 内 容 : 湿式 阀 、 蝶 阀 、 装 配 管 、 供 水 压 为 表 、 装 置 压力 表 、 试 验 
н. аннан. ИШЕМ. зева. зиш. ЖЫК ЕЕ ТАА 
漏斗 、 压 力 开关 等 。 < 

аан оао 
Жи. WREN MORER T'uk). ЕЕЗ. ИО, WEEE 
тч. REN, Ид. нана, хон. ОЗН. Борн 

@ 电动 雨 淋 报警 装置 包括 内 容 : ARR ТЕТЕ ЕТТЕГІ НАЈ. йй 
表 、 截 止 闪 、 注 水 效 、 止 回 阁 、 电 磁 冰 菲 水 阔 、 手 动 应 急 球 浆 、 报 警 试验 阁 、 漏 斗 、 压 
力 开关 、 过 滤器 、 水 力 警 锥 等。、、》 ХХі, 
D 预 作用 报警 装配 包括 内 容 : ЧЫЙ, ЖЕКИ, ОЎУ. BRR, ТЕСЕДІ 
HEK, EEI, AAS 报警 试验 阀 、 液 压 切 断 闻 ` 装配 闪 、 供 水 检验 管 、 气 压 开关 、 
ЕНШ, AEN, 应 急 手 动 试 压 器 、 漏 斗 S 过 滤器 、 水 力 警 铃 等 。 

(9) 消防 水 炮 安 装 执行 湿式 报警 装置 安装 定额 ， 其 人 工 乘 以 系数 1.3。 

(10) MA 报警 装置 及 水 流 指示 器 安装 定额 均 按 管 网 系统 试 压 、 冲 洗 合格 后 安装 考虑 
的 ， 定 额 中 己 包括 丝 堵 、 临 时 短 管 的 安装 、 拆 除 及 其 排 销 。 

(11) 屋面 试验 消火栓 头 指 单个 消火栓 头 ， 如 屋面 试验 消火栓 头 带 箱 体 则 套用 消火栓 单 
栓 定额。 

(12) 温 感 式 水 幕 装置 安装 定额 中 已 包括 给 水 三 通 后 至 水 幕 系统 的 管道 、 管 件 、 阀 门 、 
喷头 等 全 部 安装 内 容 ， 管 道 的 主 材 数量 和 喷头 数量 均 按 设计 用 量 男 加 损耗 计算 。 

(13) 室内 消火栓 组 合 卷 盘 安装 ， 按 室内 自救 式 65 型 消火栓 执行 。 

(4) 集 热 板 的 安装 位 置 ; 当 高 架 仓库 分 层 板 上 方 有 孔洞、 缝隙 时 ， 应 在 喷头 上 方 设置 
集 热 板 。 

(15) 灭火 器 包括 干粉 灭火 器 和 泡沫 灭火 器 。 

(16) 本 章 定额 中 不 包括 以 下 工作 内 容 

Ф 阀门 、 法 兰 安装 ， 各 种 套 管 的 制作 安装 ， 泵 房间 管道 安装 及 管道 系统 强度 试验 、 严 
密 性 试验 。 

@ 消火栓 灭火 管道 、 室 外 给 水 管道 安装 及 水 箱 制作 安装 。 

© 各 种 消防 泵 、 稳 压 泵 安装 及 设备 二 次 灌浆 等 。 

@ 各 种 仪表 的 安装 及 带电 讯号 的 阀门 、 水 流 指示 器 、 压 力 开关 的 接线 、 校 线 。 
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@ 管道 及 各 种 设备 支架 的 制作 安装 。 

© 管道、 设备、 支架 、 法 兰 焊 口 除 锈 刷 油 。 

@ 系统 调试 。 

2. 气体 灭火 系统 安装 

1) 工程 量 计 算 规则 

(1) 各 种 管道 安装 按 设计 管道 中 心 线 长 度 以 “10m” 为 计量 单位 ， 不 扣除 阀门 、 管 件 及 
各 种 组 件 所 占 长 度 ， 主 材 数量 应 按 定额 用 量 计算 。 

(2) 喷头 安装 按 不 同 规格 以 “10 个 ”为 计量 单位 。 

(3) 选择 阀 安 装 按 不 同 规格 和 连接 方式 分 别 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(4) 贮存 装置 安装 按 贮存 容器 和 驱动 气 瓶 的 规格 (L) 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

(5) 二 氧化 碳 称 重 检 漏 装置 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 САК 

2) 定额 应 用 说 明 

хя 螺纹 连接 定额 中 不 包括 
钢 制 管件 连接 内 容 ， 应 按 设计 用 量 执行 钢 制 管件 送 

(2) 无 颖 钢管 法 兰 41 Жш» Юу © З ВЕ ki: ЈЕ 
定额 中 包括 了 直 管 、 管 件 、 зз, дж. 但 管件 、 法 兰 及 螺栓 的 主 材 数量 应 
按 设 计 规 定 另 行 计算 。 

G) 气动 驱动 装置 管道 安装 定 ? ик y A 

(а) мааа q & 及 配合 水 压 试验 安装 拆除 丝 堵 的 工作 内 容 。 

(5) 贮存 装置 安装 uh, WERKA A 2, Ж 
ИИС, AR AT ык шее > с aeneae ах 
ялон. аиса, ене. 扣除 高 纯 氮气 ， 其 余 不 变 。 

(6) 二 氧 са sa 配 重 及 支架 。 

(7) 系统 组 件 包括 选择 阀 ， 气 、 液 单 向 阀 和 高 压 软 管 。 

O 无 管 网 型 天 火 装置 包括 ， 悬 持 式 灭火 装置 、 箱 工 灭 火 装置 、 推 车 式 细 水 雾 天 火器 、 
PGA 灭火 装置 (化 学 阻 燃 剂 ) 、 干 粉 灭 火 装置 (药粉 装置 是 325kg) 、 固 定式 泡沫 灭火 器 
宇 0.8m?、 拖 车 式 泡沫 灭火 器 。 未 包括 部 分 、 按 相应 的 灭火 器 具 子 目 执行 。 

(9) 无 管 网 型 灭火 装置 安装 不 包括 系统 调试 ， 应 执行 第 五 章 相 应 子 目 。 

(10) 随 设备 一 同 供应 的 , 不 直接 安装 在 设备 本 体 上 的 温 感 、 烟 感 探测 器 、 紧 急 启 停 盒 、 
挡 光 板 警 盒 、 气 体 释 放 指示 灯 (MO-1) 可 按 相应 子 目 另 计 安装 费用 ， 但 不 计 主 材 费 用 。 

3. 泡沫 灭火 系统 安装 

泡沫 灭火 系统 安装 适用 于 高 、 中 、 低 倍数 固定 式 或 半 固定 式 泡沫 灭火 系统 的 发 生 器 及 
泡沫 比例 混合 器 安装 。 
1) 定额 应 用 说 明 
(1) 泡沫 发 生 器 及 泡沫 比例 混合 器 安装 中 包括 整体 安装 、 焊 法 兰 、 单 体 调试 及 配合 管 
道 试 压 时 隔离 本 体 所 消耗 的 人 工 和 材料 。 但 不 包括 支架 的 制作 、 安 装 和 二 次 灌浆 的 工作 内 
容 。 地 脚 螺栓 按 本 体 带 有 考虑 。 
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(2) 定额 不 包括 的 内 容 

о 泡沫 灭火 系统 的 管道 、 管 件 、 法 兰 、 阀 门 等 的 安装 及 管道 系统 水 冲洗 、 强 度 试 验 、 
严密 性 试验 等 执行 《第 八 册 业 管 道 工程 》 定 额 相应 项 目 。 

@ 泡沫 灭火 系统 的 各 种 组 件 安装 执行 本 册 第 一 章 相 应 定额 , “ЕКЙ, “ЗН ЖН 
装 等 执行 《第 十 册 ”给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 》 相 应 定额 项 目 。 

© 消防 泵 等 机 械 设备 安装 及 二 次 灌浆 执行 《第 一 册 ”机 械 设备 安装 工程 ) 定额 相应 项 目 

@ 泡沫 液 贮 饶 、 设 备 支架 制作 安装 执行 《第 三 册 ” 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 
工程 》 定 额 相应 项 目 。 
Ө 油 铅 上 安装 的 泡沫 发 生 器 及 化 学 泡沫 室 执行 《第 三 册 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制 
作 安 装 工程 》 定 额 相 应 项 目 。 

© 除 锈 、 刷 油 、 保 温 等 均 执 行 《第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐 热 工程 》 相 应 项 目 。 

@ 泡沫 灭火 系统 调试 应 按 批 准 的 施工 方案 另行 计算 。, K 

® 泡沫 液 充 装 ， EEEREN SS N 
行 计算 。 

2) 工程 量 计算 规则 

定额 中 的 子 目 一 律 按 型 号 套用 ， е ж. Э 
计量 单位 ， 法 兰 、 м" 






































由 施工 单位 充 装 时 ,可 另 

















4 系统 调试 NA ке 
ЕТТЕГІ? КҮТТІ 
调试 ， 气 体 灭火 系统 装 调试 等 项 目 。 хт 


1) 定额 应 用 说 明 

系统 调试 是 指 各 统 中 的 设备 、 анай. ORANE TODEA, 
ЕЛЕР ТЕН 答 收 规范 、 标 准 的 要 求 后 进行 的 全 系统 的 检测 、 调 整 和 试验 。 

MERI анов, атат 

2) 工程 量 计算 规则 

(1) 自动 报警 系统 包括 各 种 探测 器 、 报 警 按钮 、 报 警 控制 器 组 成 的 报警 系统 ， 分 不 同 
点 数 以 “系统 ”为 计算 单位 ， 其 点 数 按 报警 控制 器 的 点 数 计算 。 

(2) 水 灭火 控制 装置 ， 自 动 喷洒 系统 按 水 流 指示 器 数量 以 点 ( 支 路) 计算 ， 消火栓 系统 按 
消火栓 启 泵 按钮 数量 以 点 计算 ， 消 防水 炮 系统 按 水 炮 数量 以 点 计算 。 

(3) 气体 灭火 系统 调试 ， 是 由 七 氟 丙 烷 、IG5541、 二 氧化 碳 等 组 成 的 灭火 系统 ， 按 气 
体 灭 火 系统 装置 的 瓶 头 阀 以 点 计算 。 

(4) 防火 控制 装置 ， 包 括 电动 防火 门 、 防 火 卷帘门 、 正 压 送 风 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 控制 
闪 、 消 防 电梯 等 防火 控制 装置 电动 防火 门 、 防 火 卷帘门 、 正 压 送 风 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 控 
制 阀 等 调试 以 个 计算 ， 消 防 电梯 以 部 计算 。 
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5.3 工作 任务 实施 


5.3.1 消火栓 系统 
消火栓 系统 的 工程 量 计算 书 见 表 5-4。 
R54 REAP] 
工程 名 称 ; 某 活动 中 心 消火栓 系统 





火 栓 工程 量 计算 书 













计算 公式 
1.0+2.5+[-1.20-(-1.35)]+6+10+5.5+28+7+13.5+21+53 
0.5x2 

[1.1-(-1.2)]x6+0.75x67#9.25%31 人 1.20-(-4.60)]x7 





1 (ЯН DN100 
(ЕНІН DN80 








5.3.2 自动 喷 淋 系统 
1. 工程 量 计 算 ( 表 5-5) 


表 5-5 党 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 工程 量 计算 书 
[ 程 名 称 ， 某 活动 中 心 自 动 喷 淋 系统 



































序号 | 分 部 分 项 工程 各 称 | 单位 计算 公式 
+ 3.6x4+3.4x5+3.2x2+15.0=52.80( 超 高 ) 
镀 锌 钢管 DN100mm “一 层 : 2.5+0.8+12+5+9.75+28+11.5+9.5+11.2=90.25 
ШЕ m 1.8x3+2.8+0.3x2+(5.5-1.35)=12.95 
9.0-(-5.50)=14.50( 超 高 ) 
镀 锌 钢管 DN80 mm 3.4+3.2=6.6( 超 高 ) 
2 | 以 内 i 2.5x8+0.8x3=22.40 
ERARE DN70 mm 313.0=6.30( 超 高 ) 
3 | 以 内 Іш :_(2.7+2.5)х4+2.5+1.8х3=28.70 
"= +3.0=6.30( 超 高 ) 
aia E 2, 254(2+3x3)+1.8+2.5+2.5x2+2.5x2+2.7x3+0.7 
以 内 
=50.60 
ЖЕНЫ DN40 mm 一 层 ，3.4x(16+14)=102( 超 高 ) 
5 | 以 内 ш 地 下 一 层 : 3.0:2.0%5.5-10.50 
ерут 一 层 : 3.4x[2x(18+14)+2]=224.4( 超 高 ) 
6 Шы” ан i 地 下 一 层 ，3x3x10+3.5+2.8+3x12+3x12+3x9+3.0+2.5 二 
2.0-202.80 
一 层 : 3.4x(18+18)+ 试 水 1.3+1.0+0.5+0.4x150=185.2 
с ( 超 高) 
7 2” ааа ЕЕ 地 下 一 层 : 3x(2x10+2x12+2x10+2x12)+(0.85+1.70)x3 
+(2.0+3.0)x2+4x2+2.5+ 试 水 1.0+1.8+1.8+0.8 
x218=471.15( 试 水 管 竖 向 部 分 暂 未 考虑 ) 
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工程 名 称 ; 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 续 表 














分 部 分 项 工程 名 称 位 | 工程 量 /m 计算 公式 
一 层 : 9x14+6x4=150( 超 高 ) 
地 下 一 层 : 6x10+8+6+4x12+4x12+4x10+8=218 








8 | 喷头 (无 吊 项 ) АҮ 368 




















9 | 水 流 指示 器 ДЫ 一 层 : 1( 超 高 ) 地 下 一 层 : 2 
0 |1509 + 一 层 : 1( 超 高 ) 地 下 一 

11 | 湿式 报警 装置 组 

12 | 末端 试 水 装置 组 - 层 : 1( 超 高 ) 地 下 一 层 : 2 











消防 水 泵 接合 器 | < 
13 ж 
DN100 
14 | 刚性 防水 





- 般 穿 墙 套 
















MFE 
- 般 穿 墙 套 管 DN25 











2. 套用 现行 “价目 表 ” 直 接 计算 ( 表 5-6) 
Ж56 安装 工程 预 ( 决 ) 算 书 


ГВ: 某 活动 中 心 消火栓 系统 











ж 其 中 /元 
号 定额 编号 子 目 名 称 人 工 | 材料 | 机 械 | 主 材 
合 价 | En | 合 价 | ат 
室内 管道 安装 焊接 
1 | сі0-192 | 钢管 (螺纹 连接 ) 公 称 4103.4 |3478.46| 508.06 | 116.88 |2875.23 
直 和 位 (1T00mm 以 内 ) 
ЕМ _ | 焊接 钢管 596.83 
主 材 | 焊接 钢管 接头 零件 2278.42 








室内 管道 
2 | C10-191 | 钢管 (螺纹 连接 ) 公 称 
直径 (80mm 以 内 ) 
+M “| 焊接 钢管 

主 材 “ | 焊接 钢管 接头 零 人 






20.49 2.77 0.44 12.71 





3.94 
8.77 














3 | C10-191 | 钢管 (螺纹 连接 ) 公 称 1220.06| 164.66 | 26.38 | 756.82 

直径 (80mm 以 内 ) 

主 材 “| 焊接 钢管 ш | 60.741 234.46 

жи “| 焊接 钢管 接头 零 人 21.0807 522.38 
室内 管道 安装 焊接 | 

4 | C10-191 | 钢管 (螺纹 连接 ) 公 称 
直径 (80mm 以 内 ) 

主 材 “ | 焊接 钢管 

















344.2 | 46.45 7.44 |213.51 





























66.14 
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T 消防 工程 定额 i 
工程 名 称 ， 某 活动 中 心 消火栓 系统 续 表 
т 其 中 /元 
с | 定额 编号 子 目 名 称 人 工 | 材料 | 机 械 | 主 材 
ы ай | ай | em | 合 
主 材 “| 焊接 钢管 接头 零件 147.37 
室内 消火栓 安装 
5 | C9-82 | 公称 直径 (65mm 以 | Ж 1188.85| 976.69 | 202.93 | 9.23 | 6500 
内 ) 单 栓 
ЕМ | ХЕ 6500 
阀门 安装 ШІМ 
6 | C10-635 | 公称 直径 (100mm 154.94 | 464.82 | 161.31 | 303.51 745.38 
以 内 











3. 套用 现行 的 单位 估价 表 计算 工程 直接 费 ( 表 5-7) 


工程 名 称 : 


C9-7 换 


М 


С9-7 3% 






某 活 动 中 心 自动 喷 淋 系统 


子 目 名 称 单位 





以 锌 钢管 (螺纹 连 | 
k) Z: FK Н B 
100mm 以 内 X 直 
2m 以 内 ) 


10m 


ТҮҮЛҮ 
Ж) Н (8 


100mm 以 内 X 直 юв 


Ж57 安装 工程 预 (决算 书 


эш 
ЕСІГІ 


Шар хо 












10.32 |319.13| 3293.42 


ай AIER 


2867.21 


533.63 





材料 合 价 


172.13 


336.43 





机 械 


A 
= 


45.94 









89.78 













主 材 合 价 


1246.29 







1005.53 


2435.93 














































































3 ТІПТ 管 105.264 470.53 470.53 
М [ЖН 53.5608 1965.36 1965.36 
Ik Pr (Wa с 
з | C9-7 换 Tia нет 10т 43948 | 4727 | 12.62 | 342.26 
高 16m 以 内 ) 
ЕМ енен т 66.11 
ЕМ [нивеа + 276.14 
(ЕЕЕ (ЕЕ ЕСІ 
4 |С9-6%% Азды Туй 10m 169.87 | 28.39 | 6.59 | 148.65 
高 12m 以 内 ) 
ЕМ НЕ 30.09 
(ЕЕЕ RELE 
编制 人 : 审核 人 : 编制 日 期 : 
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=== 
工程 名 称 : 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 续 表 
工程 量 其 中 /元 
ЫЗ 子 目 名 称 机 械 
号 单位 | ”数量 ай ”| 人 工 合 价 | 材料 合 价 | a 主 材 合 价 
= 
[КЕИ ОЖ X l 
К)АЖ Н # 
5 |C9-6 换 10m | 224 55144 | 9634 | 22.36 | 504.49 
80mm 以 内 )( 超 | 
高 8m 以 内 ) 
ЕМ ЕНЕ т | 22.848 102.13 
ЕМ [ВИЕНА 个 | 18.5024 402.35 
(БЕРИК у: 
6 | C9-5 换 Боз айы 10m | 0.63 1384 | 2449 | 5.63 | 150.79 
70mm 以 内 )( 超 | 
高 12m 以 内 ) 
ЕМ [йи т 28.72 
ЕМ нела) 个 122.07 
7 | С9-5 & е 10т | 8.17 sofan! 1716.76 | 317.57 | 73.04 | 1955.49 
70mm 以 内 )( 超 
高 8m 以 内 ) 
ЕМ [ин Е; 3725 
ЕТЕТІПІТІСІПЕЕЕІ .746| 158299” 1582.99 
ТТТ 四 
ГОИ 
8 | C9-4 换 10m | 063 “|23426| 147.58 | 12451 | 17.67 | 541 86.4 
50mm 以 内 )( 超 | 
高 12m 以 内 ) 
FEM ЕНЕ т 6.426 | 4.68 30.07 
ЕМ (БЕНЕН ЕН + 56.33 
ОАЕ есу 
9 | С9-41% PLA 10m ; .67| 1256.98 | 1052.95 | 156.18 | 47.85 | 763.93 
50mm 以 内 )( 超 
高 8m 以 内 ) 
ЕМ ЕНЕ т 265.89 
ЕМ КЕНЕН 个 498.06 
ЕЕ 
10| C9-3 换 Ж) 2 10т Ё 2356.71 | 1959.52 | 296.41 | 100.78 | 1087.83 
40mm 以 内 )( 超 | 
高 12m 以 内 ) 
ЕМ ӨНЕ т 486.91 
EH BRRERLHH 个 600.9 
编制 人 : 审核 人 : 编制 日 期 : 
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Т: 某 活 动 中 心 自动 喷 淋 系统 续 表 
工程 量 其 中 /元 
ЫТ 子 目 名 称 机 械 
号 单位 | ”数量 еб ”| 人 工 合 价 | 材料 合 合 价 主 材 合 价 
以 锌 钢管 (螺纹 连 
11| C9-3 换 ТАЕ 10т | 1.05 19294 | 30.51 | 10.37 | 111.98 
40mm 以 内 )( 超 | 
高 8m 以 内 ) 
ЕМ EARE т 10.71 50.12 
ЕМ ЖЕМИН ДН i | 12.8415 61.86 
АШ 
дА # 
12| C9-2 & 10m | 2244 |190.17| 4267.41 | 3733:57 | 390.68 | 143.17 | 2044.96 
32mm 以 内 )( 超 | 
高 12m 以 内 ) 
ЕМ [йй m | 228588 | azs |, езі. 1082.64 
ЕМ Нан 962.32 962.32 
= ШЕ 
k ) Z WK É T 
13| C9-2 换 10m 182.92| 3786.44 | 3293.99 | 360.39 | 132.07 | 1886.39 
32mm 以 内 )( 超 | 
高 8m 以 内 ) 
ЕМ БӨРЕНЕ 998.69 
ЕМ нинин 887.7 
ТІПТІ (н 
Жуй А | 
14| С9-13% m| 1852 2978.94 | 256.5 | 82.04 | 1375.85 
25mm 以 内 )( 超 | 
高 12m 以 内 ) 
ЕМ [PAR m | 188.904 902.96 
ЕМ ERREALEI + | 133.8996 472.93 
(СЕРЕ ORSO 
I £) Z Fk И # 
15| C9-1 1% 10т 6417.85 | 577.75 | 184.8 | 3099.01 
25mm 以 内 )( 超 | 
高 8m 以 内 ) 
ЕМ [ЖЕМИ т | 425.493 2033.86 2033.86 
ЕМ ERRELE + | 301.5995 1065.25 1065.25 
2. 
16| С9-53 RARE 104° 1765.95 | 54435 | 672 | 22725 
15mm 以 内 ) 20 
吊顶 
ЕМ 喷头 * 2272.5 
编制 人 : 审核 人 编制 日 期 : 
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=== 
工程 名 称 ， 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 续 表 
= 
Т нее) 。 子 目 名称 Г” 
= Ш лтай|инай ap | 主 材 全 价 
ANI 





水 喷 淋 ( 雾 ) 喷 头 | 
安装 公称 直径 | 
(15mm 以 内 ) 无 | 


吊顶 


2566.51 | 791.12 | 97.66 | 3302.7 





主 材 | 喷头 3302.7 





水 流 指示 器 安装 
螺纹 连接 公称 直 
径 (100mm 以 内 
( 超 高 12m 以 内 ) 


18|C9-68 换 216.63 146.75 3.03 530 


主 材 “| 水 流 指示 器 530 
水 流 指示 器 安 鲍 
螺纹 连接 АЖИ) 
19|С9-68 换 |， 35699| 71398 | 41442 | 2935 | 606 1060 
径 (100mm 以 内 
( 超 高 Sm 以 内 ) 
ЕМ _ | 水 流 指示 器 1060 


阀门 安装 каз 
20| C10-709 | 公称 直径 (80mml 
以 内 ) 

阀门 安装 -电动 
21 | С10-709 | 公称 直径 (80mml 
以 内 ) 
末端 试 水 装置 帘 
м 公称 直径 
(25mm 以 内 )( 超 高 
12m 以 内 ) 


78.96 153.94 | 28.28 


157.92 | 307.88 | 56.56 


22 |С9-79 换 128.78 46.08 2.29 70.7 





E ДІГІ 70.7 





ETETE: 


装 AREH 








23 ооло oiin иуи 24636 | 9216 4.58 1414 
8m 以 内 ) 
主 材 |] 1414 
消防 水 泵 接合 别 
24| C9-101 | 安装 地 下 到 277.12 | 187.84 | 18.04 | 2400 
DN100 























主 材 | 消防 水 泵 接合 器 
编制 人 : Ж А: 编制 日 期 : 


2400 











工程 名 称 ; 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 








其 中 /元 

















































|а 
=й 。 子 月 名 称 an |дтай|мнай| ЯН ман 
ОЕ 
25| C8-2912 HE 公称 直径 82.94 55.42 26.78 32.65 
125mm 以 内 ) 
主 材 | 焊接 钢管 32.65 
ЕТІ 
É кш 公 
26| C10-614 |, 25. 194.22 93.72 4.14 7.02 
称 ТЇ 径 (150mm| 
以 内 ) 
ЕМ ранит | 704 
27| СІ0-612 85.75 25.85 11.5 5.8 





公称 直径 (80mnm| 
以 内 ) 


28| C10-611 


阀门 安装 WALI 
30| C10-635 | 公称 直径 (100mn 
以 内 JE ER) 


154.94 







464.82 


50.45 


107.54 


N 
[5] 
ю 


202.34 


11.5 





5.8 







1313 
















































































EH Meaig] 1313 
СІ0-635 
31 қ» 5915 | 101.17 656.5 
换 ”| 以 内 XUE ER 
高 8m 以 内 ) 
主 材 |2091 656.5 656.5 
湿式 报警 装置 安 关 
32| C9-58 | 公称 直径 (150mm 11954 | 689.36 | 462.78 | 43.26 | 288448 
以 内 ) 
ЕМ [湿式 报警 装置 2800 2800 
ЖЫ [тї 8448 8448 
ls; шо — f 
33| C10-571 hie Ж 21843.75 | 14220.35 | 4475.83 | 3147.58 | 8904.28 
Н >< 
主 材 рн 8904.28 8904.28 











编制 人 : 审核 人 : 





编制 日 期 : 
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=== 
工程 名 称 : 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 续 表 
其 中 /元 
Ga 定额 编号 子 目 名 称 机 械 
号 价 | 材 料 合 价 | ~ 人,、 | 主 材 合 价 
自动 喷 水 灭火 系 
统管 网 水 冲洗 公 
М C9-50 |ы е (тоол 34441 | 41.07 
以 内 ) 
自动 喷 水 灭火 系 
统管 网 水 冲洗 
35| C949 | 人称 直径 (8Omnm| 9088 | 1137 
以 内 ) 
自动 喷 水 灭火 系 | 
36| C9-47 nla 12.6225 2451,67 | 97842 | 16422 
公称 直径 (50mm| = н ААА ` i 
以 内 ) ЖА йі 
合计 12828.56 | 4707.57 | 41572.46 
编制 人 : 审核 人 : ЕЖ 编制 日 期 : 
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本 工作 任务 介绍 了 《湖北 涛 通 用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 九 册 ”消防 工 
程 》 的 定额 内 容 、 工 程 量 计算 规则 及 定额 使 用 中 应 注意 的 问题 ， 以 典型 工作 项 目 为 载体 对 
计算 规则 应 用 进行 进一步 深化 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 具备 编制 消防 工程 施工 图 预 
算 的 能 力 。 





| 检 夯 | 证 看 | | — 
请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 独 立 完成 下 面 工程 案例 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
1. 工程 基本 概况 


22422 - 一 部 分 ， 消 防 平面 图 如 图 5.7. ЖІ 5.8 
тәх, А 图 如 图 5.9 所 示 ， 消 火 栓 系统 图 如 图 5.10 所 示 。 图 中 标高 均 以 m 计 ， 
其 他 尺寸 标注 均 以 mm 计 。 外 墙 厚 为 370mm， 内 墙 厚 为 240mm。 
(2) 消火栓 和 喷 淋 系统 均 采用 热 镀 锌 钢管 ， 螺 纹 连接 。 
(3) 消火栓 系统 采用 SN65 普通 型 消火栓 ，19mm 水 枪 一 支 ，25m 长 衬里 麻 织 水 龙 带 
一 条 。 
(4) 消防 水 管 穿 基础 侧 墙 设 柔 性 防水 套 管 ， 穿 楼 板 时 设 一 般 钢 套 管 ， 水 平 干 管 在 吊顶 
内 数 设 。 
(5) 施工 完毕 ， 整 个 系统 应 进行 静水 压力 试验 ， 系 统 工作 压力 消火栓 系统 为 0.40MPa， 
喷 淋 系统 为 0.55MPa， 试 验 压力 消火栓 系统 为 0.675MPa， 喷 淋 系 统 为 1.40MPa。 
(6) 本 案例 暂 不 计 刷 油 、 保 温 等 工作 内 容 ， 阀 门 井 内 闪 件 暂 不 计 。 
112 


























































































































-工作 任务 5 ` 消防 工程 定额 计价 





(7) 未 尽 事宜 执行 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关 规 定 。 





2. 工作 任务 要 求 








(D 按照 《湖北 省 通 











(2) 套用 《湖北 省 通 








安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 计算 工程 量 。 
安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 算 直 接 工程 费 。 





接 消防 硝 房 内 湿式 报警 阀 
#1000[8 АК ГЈ 


К Р “< 1502-30017 119189) 
2] 


DNI100> 
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接 市 政 给 水 管 F 





DN50: z NN 
` 9, рхо 
` ыш DN25_ GDN 2 oo DN25 ~ 












































-e 290; 3000 21-3000 
- S| p > 
< Е 2 
Z. № 
а 
32 [рх 5 
e DN32DN32. — DN2 В 
УП 
= Е 
零点 餐厅 2 
а 
2 2. 
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工作 任务 6 
өзө 
工业 管道 工程 定额 计价 


知识 目标 


(1) 了 解 《 第 八 册 


工业 管道 工程 》 中 消耗 量 、 


定额 的 内 容 ; Ры 


о) tarepi 


程 的 工程 量 计算 及 定 铬 的 
in a No 


能 天 目标 


达到 正确 编制 室 


Waraqu rank 838 





素质 目标 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严谨 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 





6.1.1 工程 基本 概况 


建筑 安装 工程 计量 与 计价 NN 
‚ ° ° ° EE 





6.1 布置 工作 任务 





本 工程 为 某 工 厂 油泵 车 间 工 业 管 道 安装 工程 (图 6.1 一 图 6.3)， 管 道 采 用 热 轧 无 颖 钢管 ， 




















手工 电弧 焊接 ， 焊 缝 不 进行 无 损 探 伤 ， 公 称 压力 为 1.6MPa， 要 求 进行 压缩 空气 吹 扫 和 液压 








试验 。 管道 中 的 阔 门 分 别 为 法 兰 截止 阀 (J41T-1.6)、 法 兰 止 回 阀 (H44T-1.6), 采用 碳 钢 平 烛 法 
兰 连接 。 三 通 为 主管 现场 挖 眼 制作 ， 大 小 头 为 成 品 大 小 头 ， 弯 头 为 成 品 冲压 弯 头 。 管 道 支 
架 综 合计 算 后 共计 86kg。 管 道 及 管道 支架 人 工 除 微 锈 后 ， 刷 红 丹 防 锈 漆 两 遍 ， 再 调和 漆 

















两 遍 。 入 
未 尽 事宜 按 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执行 。 a 
SS N 
6.1.2 工作 任务 要 求 AD 














(1) 按照 《湖北 省 通用 安装 工 ниниди 的 有 关内 容 列 项 、 计 算 工 








程 量 、 套 用 定额 并 计算 相关 费用 。 


























(2) 应 用 2013 版 е ш 计 取 相关 费用 。 
(3) 主 材 价格 可 参考 当地 - - 程 造价 信息 网 
(4) ARMTHA ERRE дии. ху. 其 他 项 目 暂 不 计 主 材 费 ， 














但 应 计算 主 材 消耗 量 。 
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6.2 相关 知识 学 习 


6.2.1 工业 管道 工程 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 


L REHAR 
工业 管道 工程 使 用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 八 册 工业 管 
道 工程 》。 
2， 定 额 应 用 的 注意 事项 
1) 定额 的 适用 范围 ; 
本 有 册 定 额 适用 于 新 建 、 扩 建 项 目 中 厂区 范围 内 的 车 间 、 装 置 : 站 、 饶 区 及 其 相互 之 间 
各 种 生产 用 介质 输送 管 道 和 厂区 第 一 个 连接 点 以 内 的 生产 甩 ( 包 生产 与 生活 共用 ) 给 水 
排水 、 蒸 气 、 煤 气 输送 管道 的 安装 工程 。 <N Ñ! 
2) 本 册 定额 不 包含 内 容 АҘ 
定额 不 包括 下 列 内 容 ， 发 生 时 应 按 有 关 ARTIRA. 
а) MAGEREN ш. AE A QD. MWA, 



























































(2) 配合 联动 试车 费 。 V< 
N NAPE М, 
в) изет RIAA DR S 
@ а. нн. ma. AS Мизан TARUN. 
БЕЙІТІН ІСІ KIA 


Шаа шалады а 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 
工程 相应 项 目 ,人 “全 „Ж, 
O) minka saiwa. WK WATRS (НЛ 刷 油 、 防 腐蚀 、 
绝热 工程 》 相 应 项 目 

O 凡 涉 及 管 沟 及 井 类 的 土石 方 开 挖 、 垫 层 、 基 础 、 砌 筑 、 抹 灰 、 地 沟 盖 板 预制 安装 
回填 、 运 输 ， 路 面 开 挖 及 修复 、 管 道 支 墩 等 执行 建筑 、 市 政 定额 、 公 共 专业 相应 定额 项 目 。 
6.2.2 工业 管道 工程 量 计算 

1. 管道 安装 

1) 本 册 定额 各 类 管道 适用 材质 范围 

(П) 碳 钢管 适用 于 焊接 钢管 、 无 缝 钢管 、16Mn 钢管。 

(2) 不 锈 钢管 除 超 低 碳 不 锈 钢管 按 定额 册 说 明 调整 外 ， 其 余 适用 于 各 种 材质 。 

G) 碳 钢 板 卷 管 安装 适用 于 普通 碳 钢板 卷 管 和 16Mn 钢板 卷 管 。 

(4) 铜 管 适用 于 紫铜 、 黄 铜 、 青 铜 管 。 

(5) 合金 钢管 除 高 合金 钢管 按 定额 册 说 明 调整 外 ， 其 余 适 用 于 各 种 材质 。 

2) 各 管道 安装 项 目的 工作 内 容 

(1) 管道 安装 包括 直 管 安装 过 程 的 全 部 工序 内 容 : 现场 准备 、 测 量 放 线 、 场 内 运 搬 、 
切口 坡 口 、 组 对 连接 (焊接 、 丝 接 、 法 兰 及 承 插 连接 等 方式 ) 就 位 、 固 定 等 。 铜 ( 氧 乙 烘 焊 ) 
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管道 安装 还 包括 焊 前 预 热 ， 不 锈 钢管 包括 焊 后 焊 缝 钝 化 。 

(2) 本 定额 内 管道 安装 (衬里 钢管 、 卡 套 式 连接 铜 管 、 玻 璃 管 和 法 兰 铸铁 管 除外 ) 不 包括 
管件 连接 内 容 ， 其 工程 量 可 按 设 计 用 量 执行 本 册 第 二 章 管件 连接 项 目 。 

(3) 玻璃 管 、 法 兰 铸铁 管 及 衬里 钢管 包括 直 管 、 管 件 、 法 兰 含量 的 全 部 安装 工序 内 容 
不 包括 衬里 管道 的 衬里 ， 应 另行 计算 。 

3) 工程 量 的 计算 

(1) 管道 安装 按 设 计 压力 等 级 、 材 质 、 规 格 、 连 接 形式 分 别 列 项 ， 以 “10m” 为 计量 
单位 。 

(2) 各 种 管道 安装 工程 量 均 按 设 计 管道 中 心 线 长 度 ， 以 延长 米 计 算 ， 不 扣除 阀门 及 各 
种 管件 所 占 长 度 ， 材 料 应 按 定 额 用 量 计 算 ， 定 额 用 量 已 含 损耗 量 。 

р ринат ———_—_ 
区 分 管道 壁 厚 ， 均 按 工 作 介质 的 设计 压力 、 材 质 及 规格 执行 
(4) 管道 规格 与 实际 不 符 时 ， Т 计算 。 

































































(5) 衬里 钢管 预制 安装 ， 管 件 按 成 品 ， 弯 头 两 端 囊 管 焊 法 兰考 虑 ， 定 额 中 包括 了 
直 管 、 管 件 、 法 兰 全 部 安装 工作 内 容 (两 次 安装 SS 涂 )， 但 不 包括 衬里 。 

(QU Sasa алате URENA. 

(т) ARDE GSS TEA 

(8) 加 热 套 管 安装 按 内 、 外 管 7 程 量 ， 执 行 相应 项 目 。 

4) 定额 应 用 中 的 注意 事项 、 

人 应 执行 本 册 有 关 章 节 相 应 项 

H: 管件 连接 : OWI 安装 ; @ 法 兰 Я 吹 扫 与 清洗 ，@ 烛 口 无 损 
探伤 与 热处理 ，@ 管 道 支 制作 与 安装 ; от ! 接 管内 、 IRAR: ORFE, R 
%; ОЯН ИЕН ZE. 

(2) 使 қы УС тийги жав. 也 一 定 要 和 弄 清 管道 连接 或 焊接 方式 。 
管道 安装 时 ， 不 论 壁 厚 多 少 ， 均 按 管道 设计 压力 使 用 定额 。 

(3) 不 锈 钢管 (焊接 ) 定 额 中 已 包括 焊 后 焊 颖 的 钝 化 工作 内 容 及 其 材料 。 

(4) 卡 套 式 连接 铜 管 、 玻 璃 管 和 法 兰 铸铁 管 定额 项 目 中 未 列 出 管件 及 螺栓 数量 ， 应 按 
设计 用 量 进行 计算 ; 衬里 钢管 定额 中 已 列 有 管件 、 法 兰 、 螺 栓 数 量 ， 如 实际 与 此 不 同 ， 可 
按 实 调整 。 

(5) 方形 补偿 器 安装 ， 直 管 部 分 可 按 延 长 米 计算 ， 套 用 定额 第 一 章 “ 管 道 安装 ”定额 
相应 ;， 弯 头 可 套用 定额 第 二 章 “ 管 件 连接 ”定额 相应 项 目 。 

(6) 加 热 套 管 的 内 外 套 管 的 旁 通 管 、 弯 头 组 成 的 方形 补偿 器 ， 其 管道 和 管件 应 分 别 计 
算 工程 量 。 

(7) 加 热 套 管 的 内 、 外 套 管 应 分 别 计算 , 执行 相应 管道 定额 。 例如 ,内 管 直径 为 76mm, 
外 套 管 直径 为 108mm， 两 种 规格 的 管道 应 分 别 计算 。 

(8) 厂 外 运 距 超过 Ikm 时 ， 其 超过 部 分 的 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.1。 

(9) 超 低 碳 不 锈 钢 管 执行 不 锈 钢管 项 目 ， 其 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.15， 焊 条 消耗 量 不 变 ， 
单价 可 以 换算 。 

(10) 高 合金 钢管 执行 合金 钢管 项 目 ， 其 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.15， 焊 条 消耗 量 不 变 ， 
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单价 可 以 换算 。 

(11) 车 间 内 整体 封闭 式 地 沟 管 道 ， 其 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.2( 管 道 安装 后 盖 板 封 闭 地 
沟 除 外 )。 
(12) 钢板 卷 管 在 计算 工程 量 时 ， 不 扣除 管件 、 阀 门 所 占 的 长 度 ， 按 定额 标注 计算 直 管 
主 材 用 量 。 
在 计算 板 卷 管 的 主 材 数量 时 对 于 挖 眼 三 通 、 抽 条 大 小 头 ， 不 扣除 所 占 长 度 ， 但 在 套用 
管件 连接 定额 时 ， 不 再 计算 其 主 材 用 量 ， 对 于 成 品 三 通 、 焊 制 弯 头 、 异 径 管 等 也 不 扣除 所 
占 长 度 ， 在 套用 管件 连接 定额 时 要 根据 工程 实际 情况 计 入 管件 成 品 价 ， 或 另 套 定额 第 五 章 
“管件 制作 ”定额 。 





















































TO EE g == 
1. 加热 套 管 
加 热 套 管 分 直 管 和 管件 。 全 封闭 加 热 套 管 和 半 封 闭 加 热 套 管 简 £ емен 加 热 套 
管 是 在 输送 生产 介质 的 管道 外 面 ， 再 加 一 层 直径 较 大 的 套 管 ， 送 生产 介质 直径 较 小 的 管 称 为 内 套 
E, 把 外 层 直 径 较 大 的 管 称 为 外 大 , 管 . > ЕЛЯ ТИ 送 的 生产 介质 因 输送 过 程 中 温度 下 降 
而 凝结 ， 所 以 在 内 管 与 外 管 之 间接 通 蒸汽 ， ы 的 


ТҮТУ Шалкан, 于 有 外 套 管 加 热 保温 的 工作 状态 

所 谓 半 加 热 套 管 ， 就 是 内 管 不 能 完全 用 有 些 管件 或 法 兰 接头 部 分 要 裸露 在 外 面 ， 此 时 在 
лнн қы,” 

2， 衬 里 管道 AN 

衬里 管道 一 St ЕГ Е, ЕЛ, 
ХАГЕН НЕ. АНАРА ВЫЕ. HAES СО 衬里 管 一 般 是 先 将 
碳 钢管 预制 安装 好 ， 拆 下 来 以 后 再 进行 衬里 ， 三 次 安装 。 为 了 衬里 时 操作 方便 ， 衬 里 的 碳 
钢管 多 采用 法 兰 连接 4 амы дан ос 每 根 管 过 长 时 衬里 就 比较 
Еж, Жї 

з. ЖАЫ 

AERA E HRE о ВАР. EHW ЕИ БЕ Л. —RE25mm 以 下 ， 
常用 的 是 单 根 和 双 根 ， 特 殊 情 况 下 也 可 以 采用 多 根 . BRA AGE 5 kasq НД, ЕЛМЕН 
Em. 为 了 防止 莱 汽 伴 管 的 泄漏 ， 一 般 设计 要 求 采用 无 终 钢 管 或 无 终 钢管。 伴 热管 所 用 的 茹 汽 压 力 一 般 不 
超过 1.0MPa。 

伴 热管 都 设 在 主管 的 下 半 周 ,并 在 主管 与 伴 管 外 皮 之 间 加 有 陋 热 石棉 板 条 垫 层 ,以 防止 主管 局 部 过 热 
达到 加 热 温度 均匀 的 效果 。 

4.， 焊 前 预 热 和 埋 后 热处理 的 原因 

为 降低 或 消除 管道 焊接 中 焊接 接头 产生 的 残余 应 力 ， 防止 产生 裂纹 ,改善 焊 终 和 热 影响 区 的 金属 组 织 
与 性 能 ， 应 根据 钢材 的 济 硬 性 、 焊 件 厚度 及 使 用 条 件 等 综合 考虑 ， 进 行 焊 前 预 热 和 焊 后 热处理 。 

5， 爆 颖 纯化 的 原因 

焊 继 纯化 是 指 焊 继 完成 后 ， 为 了 防止 焊 颖 被 氧化 ， 利 用 硫酸 或 硝酸 在 焊 继 上 浸泡 一 下 ， 使 焊 乡 上 形成 
一 层 致密 的 氧化 物 薄膜 ， 以 防止 进一步 被 氧化 . 


2. 管件 连接 


1) 定额 项 目 设置 及 其 工作 内 容 
(1) 管件 安装 定额 与 定额 第 一 章 管道 安装 配套 使 用 ， 适 用 范围 与 管道 安装 相对 应 。 


123 “ЭЭЭЭ 


а” айт н БИЙ МЗ 





(2) ерек ИНТЕРЕС ТИЕ. ЖИЙ, MESA <р). ғ. и 
帽 、 仪 表 凸 台 、 焊 接 盲 板 等。 

O 管件 安装 的 工作 内 容 包括 管子 切口 、 套 丝 、 坡 口 、 管 口 组 对 、 连 接 或 焊接 ， 不 
锈 钢管 件 焊 缝 钝 化 ， 包 管件 焊 维 酸 洗 ， 铜 管件 ( 氧 乙 抉 焊 ) 的 焊 前 预 热 。 

2) 工程 量 的 计算 

(1) 各 种 管件 连接 均 按压 力 等 级 、 材 质 、 规 格 、 连 接 形式 ， 不 分 种 类 ， 以 “10 个 ”为 
计量 单位 ， 其 中 ， 包 括 麻 头 、 三 通 、 异 径 管 、 管 接头 和 管 由 。 

(2) 管件 连接 中 已 综合 考虑 了 弯 头 、 三 通 、 异 径 管 、 管 帽 、 管 接头 等 管 口 含量 的 差异 ， 
应 按 设计 图 纸 用 量 ， 执 行 相应 项 目 。 

O 现场 在 主管 上 控 眼 接管 三 通 及 摔 制 异 径 管 ， 均 按 实际 数量 执行 本 章 项 目 ， 但 不 得 
再 执行 管件 制作 定额 。 现 场 撞 制 异 和 管 应 按 不 同 压 力 、 材 质 、 规 格 ， 以 大 口 管 笃 扫 行 管件 
连接 相应 项 目 ， 不 另 计 制 作 工程 量 和 主 村 用量 。 ‚ “Єх 

(4) ERU ERRER DESE HENGEL RRS 
三 通 支管 径 小 于 等 于 主管 径 的 1/2 时 ， 按 支管 径 计算 管件 工程 基 ( 湖 北 省 规定 )， 支管 径 大 于 
主管 径 的 1/2 时 ， 按 主管 径 计算 管件 工程 量 。 LA 下 

(6) 在 管道 上 安装 的 仪表 一 次 部 件 ， 执 行 本 演 管 针 过 接 相应 定 疾 项 目 乘 以 系数 07。 

@ кайне ARESE, ЭМЕБИ ЕН ЖШ ЖИ 15, TA 
按 大 口径 计算 。 v 

3) 管件 连接 定额 应 用 的 注意 事项 Аз» 

ПЕТЕР 

ш naka ТЕГ asr my 管 时 ， 其 工程 量 计算 与 成 品 管 
件 的 计算 方法 相同 ， 但 б 另 计 和 制作 费 和 主 材 费 。 

(3) 对 于 焊接 管 罩 、 烛 接 宦 板 ( 死 盲 板 )} 均 按 管件 连接 定额 执行 ， 乘 以 系数 0.6， 螺纹 
连接 的 管道 中 和 丝 增补 芯 已 含 在 管道 安装 内 ， 不 得 再 套用 本 章 螺纹 管件 定额 ， 但 其 本 身 
价值 应 计 入 材料 费 认 。 

(4) 成 品 四 通 的 安装 可 按 相应 管件 连接 定额 乘 以 1.40 的 系数 计算 。 

(5) 管件 采用 法 兰 连接 时 ， 除 另 有 说 明 外 ， 执 行 法 兰 安装 相应 项 目 ， 管 件 本 身 安装 不 
再 计算 。 

(6) 全 加 热 套 管 的 外 套 管件 安装 ， 定 额 是 按 两 半 管件 考虑 的 ， 包 括 两 道 纵 颖 和 两 个 环 缝 。 

D 半 加 热 外 套 管 摔 口 后 焊 在 内 套 管 上 ， 每 个 焊 口 按 一 个 管件 计算 。 外 套 碳 钢管 如 焊 
在 不 锈 钢 管内 套 管 上 时 ， 焊 口 间 需 加 不 锈 钢 短 管 宰 垫 ， 每 处 焊 口 按 两 个 管件 计算 ， 衬 执 短 
管 按 设 计 长 度 计算 ， 如 设计 无 规定 ， 可 按 50mm 长 度 计算 ， 如 图 6.4 所 示 。 

、 дері 计 2 个 管件 
计 1 个 管件 же 计 2 个 管件 
жәнне 


计 1 个 管件 | E 


图 6.4， 半 加 热 外 套 管 摔 口 后 焊 在 内 套 管 上 
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3. 阀门 安装 


工作 任务 6 一 


1) 定额 项 目 划分 及 其 工作 内 容 
(1) 阀门 安装 包括 低 中 高 压 管道 上 的 各 种 阀门 安装 ， 也 适用 于 螺纹 连接 、 焊 接 ( 对 焊 、 
承 插 焊 ) 或 法 兰 连接 形式 的 减 压 阀 、 疏 水 阀 、 除 污 器 、 阻 火器 、 帘 视 镜 、 水 表 等 闪 件 、 配 件 


的 安装 。 


(2) 阀门 安装 工作 内 容 均 包括 : 阀门 ( 除 高 压 对 焊 阀 门 外 ) 壳 体 压力 试验 、 阀 门 解体 检查 





研磨 、 管 口 切 坡 口 组 对 、 连 接 或 焊接 安装 等 。 

















(3) 阀门 解体 检查 及 研磨 ， 定 额 中 是 按 实 际 测算 的 比例 综合 考虑 的 ， 使 用 时 不 论 实际 
发 生 多 少 ， 均 不 再 另 计 。 


2) 工程 量 的 计算 








(1) 各 种 阀门 按 不 同 压 力 、 规 格 、 连 接 形式 ， және, 0” жәна, HAT 
相应 定额 项 目 。 压 力 等 级 以 设计 规定 为 准 。 

(2) 各 种 法 兰 阀门 安装 与 配套 法 兰 нен АВ, ненигзеене 
已 包括 配套 的 法 兰 安装 ， 不 要 另 计 。 Жы 

(3) 减 压 阀 直径 按 高 压 侧 计算 。 SN- 


3) 定额 使 用 中 应 
(1) 阀门 安装 项 目 综 














意 的 问题 X 
综合 考虑 了 壳 体 压力 试验 *、 解 体 研 磨 工作 内 容 。 


(2) 调节 闪 门 安装 定额 仅 包 括 安装 开 赃 肉 容 ， 配 合 安装 工作 内 容 由 仪表 专业 考虑 。 


(3) 安全 峡 门 包括 过 体 压力 试验 及 调试 内 容 。 
(4) 电动 阀门 安装 包括 电动 机 的 安装 。 


(5) 各 种 法 兰 阀 f 


(6) 定额 内 垫 片 材质 与 实际 不 符 时 ， 可 按 





请 条 二 副 法 兰 用 的 螺栓 
调整 。 


安装 ， 安 装 中 只 包括 - 


个 





(7) 阀门 壳 体 / 讨 力 试验 介质 是 按 水 考 起 的 ; 如 设计 要 求 其 他 介质 ， 可 按 实 计算 。 











(в) 仪表 的 流量 计 安 装 ， 执 行 闪 门 安装 秆 定额 乘 以 系数 0.7。 
(9) 相关 规定 :阀门 适用 材质 范围 参照 管道 材质 。 

COLICI On 
1， 阻 火器 


阻 火器 是 一 种 防止 火焰 蔓延 的 安全 装置 ， 通 常安 装 在 易 燃 易 爆 气 体 管 路 上 ， 如 图 6.5 所 示 。 





(a) 砾石 阻 火器 





(b) 网 形 阻 火器 (с) 波纹 阻 火器 
图 6.5 阻 火器 
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2. 窥视 镜 

窥视 镜 也 称 视 镜 ， 多 用 于 排 液 或 受 槽 前 的 回流 、 冷 却 水 等 液体 管 路 上 ， 以 观察 液体 流动 情况 ， 如 
图 6.6 所 示 。 

(a) 三 通 玻璃 板式 视 镜 (b) 直通 玻璃 板式 视 镜 (с) 玻璃 管 式 视 镜 


图 6.6 MRA | 
Hn Ж We 

4、 法 兰 安装 K 

D 定额 项 目 设置 及 工作 内 容 x 

(1) 本 定额 法 兰 安装 包括 低 中 高 压 管道 、 Re 阀门 上 使 用 的 各 种 材质 的 法 兰 安 
装 。 法 兰 种 类 有 螺纹 法 兰 、 平 爆 法 兰 、 对 焊 法 兰 X 市 边 活动 法 兰 等 。 

(2) 法 兰 安装 工作 内 容 包 括 切 管 套 丝 焊接 、 制 垫 、 加 垫 、 组 对 、 紧 螺栓 ， 另 
外 ， тс 
二 硫化 钼 等 工作 内 容 。 МУ ХХі, 

2 工程 量 的 计算 СУ“ MX 

ор Мы 应 按 不 同 压 力 、 材 质 、 规 格 和 种 类 

但 











分 别 以 “ 副 ” 为 计量 单位 ;执行 相应 定额 项 目 和 压力 等 级 以 设计 图 纸 规 定 为 准 。 

(2) 不 锈 y 有 色 金 属 的 焊 环 活动 法 ， 可 执行 翻 边 活动 法 兰 安装 相应 项 目 ， 但 
应 将 定额 中 的 翻 边 短 管 换 为 焊 环 ， 并 另行 计算 其 价值 。 
©ш@%@ 

1， 翻 边 活动 法 兰 


翻 边 活动 法 兰 也 称 卷 边 松 套 法 兰 。 这 种 法 兰 与 管道 不 直接 焊 在 一 起 ， 而 是 以 管 口 翻 边 为 密封 接触 面 
松 套 法 兰 起 紧 固 作用 ， 多 用 于 铜 、 铝 和 铅 等 有 色 金 属 及 不 锈 耐酸 钢管 道上 . 其 优点 是 由 于 法 兰 可 以 自由 活 
动 ， 法 兰 穿 螺栓 时 非常 方便 ; 缺点 是 不 能 承受 较 大 的 压力 ， 如 图 6.7 所 示 . 

2.， 焊 环 活动 法 兰 

焊 环 活动 法 兰 也 称 焊 环 松 套 法 兰 。 它 是 将 与 管子 相同 材质 的 焊 环 直 接 焊 在 管 端 ， 利 用 焊 环 作 密 封面 
其 密封 面 有 光滑 式 和 桦 模式 两 种 . 焊 环 法 兰 多 用 于 管 壁 较 厚 的 不 锈 钢管 和 铜 管 法 兰 的 连接 , 如 图 6.8 所 示 

3 对 焊 翻 边 短 管 活动 法 兰 

对 焊 翻 边 短 管 活动 法 兰 结构 形式 与 翻 边 活动 法 兰 基本 相同 , 不 同 之 处 是 它 不 在 管 端 直接 翻 边 , 而 是 在 
管 端 焊 一 个 成 品 翻 边 短 管 ， 如 图 6.9 所 示 。 
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一 “、 工 业 管道 工程 定额 计价 ООО 





Ñ 
Ñ 
Ñ 
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Ш67 ” 翻 边 活动 法 兰 图 6.8 焊 环 活动 法 兰 图 6.9 对 焊 翻 边 短 
管 活动 法 兰 
now ы ш 
3) 定额 使 用 中 应 注意 的 事项 25 


(1) 12 
4 300 mm 以 上 









安装 ， 











连接 的 管道 安装 ， 管 道 与 











消耗 量 中 只 包括 - КОЛ nis ішікі. Ай 
安装 定 ТТТ EERE 
R, ИЖЕ 执行 相应 定额 乘 以 系数 2.0。 
兰 苏 别 计算 工程 量 ， 执 行 相应 项 目 

























(4) 在 管道 上 安装 的 ? TUR RAYI зен 应 项 目 乘 以 系数 0.8， 如 从 规格 数量 接 实 
调整 ， 定 额 已 包括 了 短 管 装 拆 工作 内 容 %、 


(5) 与 设备 相连 接 的 





或 管 ШТ ТЕЛЕ 执 





行 相应 项 目 乘 以 系数 0.61, ЕЕЕ Ж, 如 图 блк: 


(6) 焊接 盲 板 ( 平 盖 








XO палит г А 





a N 
法 兰 安装 以 ЧН, 执行 相应 项 目 乘 以 系数 0.61 
D 


图 6.10 与 设备 相连 接 的 法 兰 计算 
时 头 ) 执 行 第 二 章 管件 连接 相应 项 目 乘 以 系数 0.6。 焊 接管 帽 (椭圆 形 


























管 封 头 ) 安 装 可 直接 套 











管件 连接 定额 项 目 ， 不 需 调 整 。 焊 接 盲 板 及 管 帽 都 要 计算 主 材 费 。 





配 法 兰 的 盲 板 只 计算 主 材 ， 安 装 已 包括 在 单 片 法 兰 安装 工作 内 容 中 (图 6.11)。 
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建筑 安装 工程 计量 与 计价 
(Бы 


гү В Z 
{ y “тым | 
жж. райы 
rr КА 
| ина С 


2-Р 管 帽 和 焊接 盲 板 按 管 件 计 ， 套 定额 第 二 章 “ 管 件 连接 ”项 目 ， 但 应 乘 以 系数 0.6， 且 计 


2 











注意 ， 计 1 片 法 兰 ( 套 定额 时 乘 以 系数 0.61)， 法 兰 盖 不 CT 
图 6.11 +j. зня 法 兰 盖 的 计算 

(7) 全 加 热 套 管 法 兰 安装 ， көнені йік 应 项 目 乘 以 系数 2， 螺 栓 规 格 数量 
按 实 调整 。 
ODDA- 

1， 封 头 š 

ЕРМТІНГТІН влинхбвдихвтамиянғ. 

тил нә Өн, AREEN ООЗ 500 ат, ФЕ k. 

жанын ВИ, TAA E ЖЕҢЕ ТЕ H (ЖЫК R sk XT E ИИЙ ЕН 
QER R КЕИ. 俗称 墙头)， 常 用 于 压力 较 低 的 管 路 上 . 


2. 法 兰 盲 板 
Baek, 是 中 间 不 带 孔 的 法 兰 ， 与 法 兰 配 套 使 用 。 它 和 封 头 一 样 在 管 端 起 封闭 作用 。 密 








5. 板 卷 管制 作 与 管件 制作 
1) 定额 项 目 设置 及 其 工作 内 容 











(1) 本 定额 适 Жыны: 

板 卷 管制 作 适 用 于 碳 钢板 、 不 锈 钢板 、 铝 板 直 管制 作 ， 管 件 制作 适用 于 各 种 材质 用 成 
品 板 或 成 品 管制 作 的 弯 头 、 三 通 、 异 径 管 以 及 管子 爆 弯 等 。 定 额 还 编列 了 三 通 补 强 圈 、 塑 
料 法 兰 的 制作 安装 。 中 频 爆 弯 、 钢 板 卷 管 ( 埋 弧 自动 焊 ) 属 于 新 增 项 目 。 本 章 不 适用 螺旋 卷 
管 的 制作 。 碳 钢 卷 板 直 管 如 使 用 卷 简 式 板材 时 ， 卷 简 板 材 开 卷 、 平 直 等 另行 计价 。 

(2) 卷 板 管 及 管件 制作 工作 内 容 包括 划 线 、 切 割 、 坡 口 、 卷 制 、 组 对 、 焊 口 处 理 、 焊 

另外 , 不 锈 钢 板 卷 管 与 管件 制作 还 包括 焊 后 焊 缝 钝 化 ; 铝板 管 与 管件 制作 包括 焊 缝 酸 洗 。 

爆 制 弯 头 ( 管 ) 包 括 更 换 胎 具 ， 加 热 、 爆 弯 成 型 。 中 频 爆 弯 不 包括 爆 制 时 胎 具 更 换 内 容 。 
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-工作 任 分 4 ірешіветін ОЭК 















































(3) 三 通 补 强 圈 制 作 安装 工作 内 容 包 括 : 划 线 、 切 割 、 坡 口 、 板 弧 滚 压 、 钻 孔 、 锥 丝 、 
组 对 、 安 装 。 

(4) 塑料 法 兰 制作 安装 工作 内 容 : 塑料 板 划 线 、 切 割 、 钻 孔 、 组 对 、 安 装 。 

(5) 三 通 补 强 圈 和 塑料 法 兰 制 作 安装 只 适用 于 现场 制作 的 管件 上 需 用 的 三 通 补 强 圈 和 
塑料 法 兰 。 

2) 工程 量 的 计算 

(Т) 板 卷 管制 作 ， 按 不 同 材质 、 规 格 以 “t” 为 计量 单位 ， 主 材 用 量 包 括 规定 的 损耗 量 。 
钢板 卷 管 的 制作 长 度 取 定 为 : ó < 1000mm 时 长 度 为 3.6m; ó < 1800mm 时 长 度 为 4.8m; 
ф <4000mm 时 长 度 为 6.4m。 

(2) 板 卷 管件 制作 ， 按 不 同 材质 、 规 格 、 种 类 ， 以 “t” 为 计量 单位 ， 主 材 用 量 包括 规 
定 的 损耗 量 。 入 

(3) 成 品 管材 制作 管件 ， 按 不 同 材质 、 规 格 、 种 类 ， 以 q 为 计量 单位 ， 主 材 
量 包括 规定 的 损耗 量 。 N 

(4) 三 通 不 分 同 径 或 异 径 ， 均 按 主管 径 计 算 ， 异 征管 古 分 同心 或 偏心 ， 按 大 管 径 计算 。 

3) 定额 应 用 中 的 注意 事项 Уы. 

(1) 成 品 管材 加 工 的 管件 ， к 合 现行 规范 质量 标准 。 

(2) 各 种 板 卷 管 与 管件 制作 ， н SS 秀 油 试 漏 考虑 ， 不 包括 单 件 压力 试验 和 无 损 
探伤 。 发 生 时 按 本 册 相 关 项 目 计算 





(3) 用 管材 制作 管件 项 目 ， зә до rammann тл, 应 按 相 应 管道 


焊 颖 等 级 和 设计 要 求 计算 探 从 工程 量 。 
(а) M82542 90° 28, АЕ 1807 时， 
(5) 各 种 板 卷 管 与 板 卷 


技术 措施 费用 让 > 
(6) 直 管 上 挖 眼 三 通 及 用 管材 摔 制 


6. 管道 压力 试验 、 吹 扫 与 清洗 
1) 定额 项 目 划分 及 工作 内 容 





管件 制作 是 按 在 结构 ( 
及 成 品 的 水 平 运 给 疮 简 钢板 展开 平 直 斑 作 内 容 ， 发 生 时 应 按 相 应 项 目 另 行 计算 ， 并 


м” 
HT) BEREH, УН МҚК) 
计 入 


定额 


ss 





异 径 管 均 按 定 额 第 二 章 管件 安装 计算 。 


(1) 本 定额 适用 于 高 中 低压 管道 压力 试验 ， 管 道 系统 吹 扫 、 清 洗 、 脱 脂 等 项 目 ， 不 适 











于 设备 

(0) 本 
性 试验 适用 于 剧 毒 、 易 燃 易 爆 介质 的 管 
(3) 管道 压力 试验 工作 内 容 包括 : 


清洗 脱脂 。 





























灌水 或 充气 加 压 、 强 度 试 验 、 严 密 性 试验 、 


(4) 管道 系统 吹 扫 工作 内 容 包括 : | 
管线 复位 及 场地 清理 。 
(5) 管道 清洗 脱脂 工作 内 容 包括 : 
和 处 理 、 检 查 、 料 剂 回 
2) 工程 量 计算 规则 
(1) 管道 压力 试验 、 











定额 根据 现行 规范 规定 取消 的 气 密 性 试验 ， 增 设 泄漏 性 试验 。 


吹 扫 与 清洗 按 不 同 的 压力 、 规 格 ， 不 分 材质 ， 


re E 制 堵 盲 板 、 
检查 处 理 、 现 场 清理 。 

临时 管线 安装 拆除 、 通 水 冲洗 或 充气 ( 汽 ) 吹 洗 、 检 查 、 
临时 管线 设施 的 安装 拆除 、 配 制 清洗 剂 、 


中 





改 及 场地 清理 等 。 


以 “100m” 为 计量 
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单位 。 

(2) 泄漏 性 试验 适用 于 输送 剧 毒 、 有 毒 及 可 燃 介质 的 管道 ， 按 压力 、 规 格 ， 不 分 材质 ， 
以 “100m” 为 计量 单位 。 

3) 定额 应 用 中 注意 事项 

(1) 管道 液压 试验 是 按 普通 水 考虑 的 ， 如 试 压 介质 有 特殊 要 求 ， 介 质 可 按 实 调整 。 

(2) 定额 内 均 已 包括 用 空 压 机 和 水 泵 作 动 力 进行 试 压 、 吹 扫 、 清 洗 管道 时 连接 的 临时 
管线 、 盲 板 、 阀 门 、 螺 栓 等 材料 推销 ， 不 包括 管道 之 间 的 串通 临时 管线 及 管道 排放 点 的 临 
时 管线 ， 其 工程 量 应 按 施工 方案 另行 计算 ， 计 入 措施 项 目 费 内 。 

(3) 液压 试验 和 和 气压 试验 都 已 分 别 包 括 强度 试验 和 严密 性 试验 工作 内 容 。 

(4) 管道 油 清洗 项 目 适用 于 传动 设备 输送 油管 道 的 油 冲 洗 ， 按 系统 循环 法 考虑 ， 包 括 
油 冲洗 、 系 统 连 接 和 滤 油 机 用 橡胶 管 的 挫 销 ， — ШШ 

7， 无 损 探 伤 与 焊 口 热处理 


本 定额 包括 金属 管道 的 无 损 探 伤 及 焊 口 热处理 а 

1) 无 损 探伤 

(1) 无 损 探伤 定额 适用 于 金属 管材 表面 ome 它 包括 磁粉 、 超 声波 、 
X 射线 、Y 射线 及 渗透 探伤 。 

(2) 无 损 探伤 的 工作 内 容 包括 以 Na 

а) ж 及 检验 部 位 的 清理 。 Хх, 

@ МШЕ, Ж. ҮСЕН. 16%. 2% 

@ 探伤 设备 仪器 等 搬运 固定 、 拆 除 ， жий. 
Ф 无 损 检 验 、 技 术 分 析 、 鉴 定 报告 。 

6) ENRERE EA OAN M ЗЕТЕ Е УЯ В 
ГНА. AETR ЧА В 

(4) 工程 量 计算 规则 。 

@ 管材 表面 磁粉 探伤 和 超声 波 探伤 ， 不 分 材质 、 壁 厚 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 

© 588 X 射线 、Y 射线 探伤 ， 按 管 壁 厚 不 分 规格 、 材 质 以 “10 张 ” (胶片 ) 为 计量 单位 ， 

© 焊 颖 超声 波 、 磁 粉 及 渗透 探伤 ， 按 管道 规格 不 分 材质 、 壁 厚 ， 以 “10 口 ”为 计量 
单位 。 

@ 计算 X 射线、y 射线 探伤 工程 量 时 ， 按 管材 的 双 壁 厚 执行 相应 定额 项 目 。 


«й 2 
NS < 举例 说 明 


无 颖 钢管 $630x10， 需 进行 X 射线 无 损 检验 .采用 胶片 规格 为 80mmx300mm。 选 用 定额 时 应 按 厚度 
2x10=20(mm) 厚 ， 选 定额 子 目 C8-2499， 切 记 不 可 按 壁 厚 10mm 选 定额 子 目 6-2598. 


(5) 应 用 中 应 注意 的 问题 如 下 。 

Ф 管材 对 接 焊 接 过 程 中 的 渗透 探伤 检验 ， 执 行 管材 焊 颖 渗透 探伤 项 目 。 

© 无 损 探 伤 定额 已 综合 考虑 了 高 空 作业 降 效 因素 。 不 论 现场 操作 高 度 多 高 ， 均 不 再 计 
超 高 费 。 
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@ 管道 焊 缝 应 按照 设计 要 求 的 检验 方法 和 数量 进行 无 损 探 伤 。 当 设计 无 规定 时 ， 管 道 
焊 颖 的 射线 探伤 检验 比例 应 符合 规范 规定 。 管 口 射 线 探伤 胶片 的 数量 按 现 场 实 际 拍片 张 数 
计算 。 计 算 拍片 数量 应 考虑 胶片 的 搭 接 长 度 ， 设 计 没 有 明确 规定 时 ， 一 般 按 每 边 预 留 
25mm 计 。 


h 


«Тән 说 明 


按 前 一 合子 计算 拍片 工程 量 ， 应 为 : (630x3.14) + (300-2x25)=7.91( 张 )， 应 采取 收尾 法 ， 取 8 张 。 
注意 : 一 定 要 以 每 个 焊 口 计算 ， 不 要 以 全 部 焊 颖 的 总 长 度 计 。 


2) 预 热 与 热处理 

(1) 本 定额 适用 于 碳 钢 、 低 合金 钢 和 中 高 панаван ња 
Me KERER TBR, I EZ PRTA 

(2) 预 热 与 热处理 工作 内 容 包括 :现场 工 机 具 材料 准备 ， 热 电 偶 、 电 加 热 片 或 感应 加 
热线 的 装 拆 、 包 扎 、 连 线 、 通 电 升 温 或 恒温 ， Қысы 清理 现场 等。 

G) 工程 量 计算 规则 。 烛 前 预 热 和 焊 后 їй. KEUR, ӨСІ, 
以 “10 口 ”为 计量 单位 。 
а) ална 
O 热处理 的 有 效 时 间 是 依据 три тд HRE) (GB 50235 一 2010) 所 规 
定 的 加 热 速 率 、 恒 温 时 间 及 冷 闻 速 康 公式 计算 的 ， КА Жонни. 拆除 和 回收 
材料 等 工作 内 容 。 X 
@ ТТІ? 如 施 焊 后 3 їрїп диим 人 工 乘 以 系数 0.87。 
@ ШТІ 处 理 时 ， 如 要 求 增加 一 层 石棉 布 保温 ， 
石棉 布 малум :( 氧 ) 布 相同 ， 人 工 不 青 增加 。 

@ 用 电 加 热 片 或 电感 应 法 加 热 进行 焊 前 预 热 或 焊 后 局 部 热处理 的 项 目 中 , 除 石棉 布 和 
高 硅 ( 氧 ) 布 为 一 次 性 消耗 材料 外 ， 其 他 各 种 材料 均 按 挫 销 量 计 入 定额 。 

© 电 加 热 片 是 按 履带 式 考虑 的 ， 如 与 实际 不 符 ， 可 按 实 调整 。 

© 预 热 及 热处理 项 目 中 不 包括 硬度 测定 。 

3) 硬度 测定 

O 硬度 测定 适用 于 金属 管材 测定 硬度 值 ， 它 包括 硬度 测定 和 技术 报告 等 内 容 。 

(2) 硬度 测定 是 以 测定 点 的 多 少 ， 以 “10 个 点 ”为 计量 单位 的 。 


YA 
ж 2 举例 说 明 


某 部 分 工业 管 路 如 图 6.12 所 示 ， 管 材 为 无 颖 钢管 ， 电 统 焊 连接 ，P=1.6MPa， 法 兰 为 碳 钢 平 焊 法 兰 ， 
管件 采用 成 品 弯 头 ， 现 场 掉 制 大 小 头 ， 设 备 S04 前 的 三 通 为 挖 眼 三 通 ， 其 余 的 均 为 成 品 三 通 。 系统 安装 完 
毕 后 进行 水 压 试验 和 压缩 空气 吹 扫 ， 本 工程 不 进行 无 损 探伤 。 试 计算 工程 量 . 

【 解 】(1) 管道 安装 。 

Ф ф89х4: 1.5+(2.5-1.5)-0.4=1.90(m) 

Ф ф57х3.5: 5+(1.5-0.8)х2+0.4-7.10(т) 
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© 938х3: 0.4m 
(2) 管件 连接 。 
O &һ®5 089: 1 个 
@ 挖 眼 三 通 几 89x38: 1 个 
© 现场 摔 制 大 小 头 $ 89х57: 1 个 
Ф жай 0 57х57: 3 个 
© ЖЖЖ 57:16 
(3) 阀门 安装 。 
法 兰 连 接 阀 门 DN50: 2 个 
(4) 法 兰 安装 。 
Ф 碳 钢 平 焊 法 兰 DN80: 1 片 
О 碳 钢 平 焊 法 兰 DN32: 1 片 Y А 
© 碳 钢 平 焊 法 兰 DN50: 2 B| 4 A 
Ф 瑞 钢 平 焊 法 兰 DN50: 3 Ë: <N 
(5) 系统 水 压 试验 。 <N S 
公称 直径 100mm 以 内 : 1.90+7.10+0.4=9.4(т) / Ж 
(6) 系统 压缩 空气 吹 打 ， x4- 
Ф 公称 直径 50mm 以 内 : 7.1+0.4=7.5(m) АХА 
® 公称 直径 100mm 以 内 : 1.90m 
Q 





6.12 HATHA 


8. Же 

本 定额 适用 于 管道 系统 中 有 关 附件 及 部 件 的 安装 ， 包 括 管道 支架 制作 安装 ， 管 口 焊接 
充 氮 保护 及 冷 排 管 、 蒸 汽 分 汽缸 、 集 气缸 、 空 气 分 气 简 、 排 水 漏斗 、 套 管制 作 安装 ， 空 气 
调节 器 喷雾 管 、 金 属 软 管 、 水 位 计 、 阀 门 操纵 装置 安装 以 及 翻 边 短 管 加 工 等 项 目 。 

1) 管道 支架 制作 安装 

(1) 本 定额 适用 于 单 件 质量 100kg 以 内 的 管 架 制作 安装 ， 单 件 质量 大 于 100kg 的 管 架 
制作 安装 ， 套 用 《第 三 册 ” 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 》 相 应 定额 项 目 。 

(2) 工程 量 计 算 规 则 : 一 般 管 架 制作 安装 以 “t” 为 计量 单位 。 

(з) 管道 支架 制作 安装 已 包括 了 除 锈 与 刷 防 锈 漆 ， 如 发 生 刷 面 漆 ， 应 按 设计 要 求 套 
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定额 (第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 )。 

(4) 管 架 制 作 安装 定额 按 质 量 列 项 ， 已 包括 所 需 螺 栓 、 螺 母 耗 用 量 。 

(5) 除 木 殷 式 、 弹 先 式 管 架 外 ， 其 他 类 型 管 架 均 执行 一 般 管 架 项 目 。 

(6) 木 执 块 及 弹簧 盒 的 安装 已 包括 在 相应 定额 内 ， 但 其 主 材 应 曙 行 计算 。 木 执 式 管 架 
工程 量 不 包括 木 热 质量。 

(п) 有 色 金属 管 、 非 金属 管 的 管 架 制作 安装 ， 定 额 乘 以 系数 1.10。 设 计 需 要 增加 隔 垫 
时 ， 其 垫 板 另 计 材 料 费 。 

(В) 采用 成 型 钢管 焊接 的 管 架 制作 安装 ， 定 额 乘 以 系数 1.30。 

2) 管 口 焊接 充 氧 保护 

(1) 管 品 焊接 充 氢 保 护 项 目 包括 管内 局 部 充气 保护 和 管 外 充 毛 保护 两 部 分 ， 适 用 于 各 
种 材质 管道 握 弧 焊接 或 氢 电 联 焊 的 项 目 。 

о) 管 口 焊接 充 氧 保护 以 “10 口 ”为 计量 单位 。 K 

G) 在 执行 定额 时 ， 应 根据 设计 及 规范 要 求 ， тй 管内 、 管 外 选用 不 同 

3) 冷 排 管制 作 安装 x 

п) НТ ВИЕ аг ази бИ ШИНЫ, ЧИМ Ж 项 排 管 、 蛇 形 增 排 管 、 立 式 
堵 排 管 、 搁 架 式 排 管 等 项 目 。 定 额 内 包括 准备 < bJ. 爆 弯 、 组 对 、 焊 接 、 钢 带 的 
轧 绞 、 绕 片 固定 、 试 压 等 工作 内 容 。 г 其 消耗 量 应 另行 
计算 。 

КООЛОР 为 计量 单位。 

6) 冷 ea венца ЗИТ. 

4) 蒸气 分 汽 饶 制 作 安装 

а) 本 定额 项 目 适 用 于 随 工艺 管道 进 和 TIRER, WUE, 检查 、 验 收 的 小 型 分 汽 
ШШЕН КЖЕ КЕНЧ DN400, RERED 0.2ma)。 它 包括 采用 钢管 制作 及 采用 钢 
板 制作 两 种 情况 不 同 于 压力 容器 设备 制 安 。 

(0) 钢管 制作 是 缸 体 采用 无 缝 钢管， 钢板 制作 是 缸 体 采用 钢板 进行 卷 制 ， 封 头 均 采 
钢板 制作 。 定 额 不 包括 其 附件 制作 安装 ， 可 按 相应 定额 另行 计算 。 

G) 分 汽缸 制 作 根据 选用 的 材料 及 质量 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 ， 安 装 按 质量 以 “个 ” 
为 计量 单位 。 

(4) 分 汽缸 及 其 附件 的 刷 潜 应 按 相关 定额 另行 计算 。 

5) 集 气色 制 安装 

а) 集 气 负 制 作 与 安装 合并 为 一 项 ， 其 工作 内 容 包括 下 料 、 切 割 、 坡 口 、 组 对 、 烛 接 、 
安装 、 试 压 、 刷 防 锈 漆 等 ， 但 不 包括 附件 制作 安装 ， 可 按 相应 定额 另行 计算 。 

(2) 集 气 铅 按 公称 直径 以 “个 ”为 计量 单位 。 

O 集 气 铅 的 支架 、 面 漆 等 内 容 应 按 有 关 定 额 另 行 计算 。 

6) 空气 分 气 简 制 作 安装 

(1) 空气 分 气 简 均 按 采 用 无 颖 钢管 制作 考虑 的 , 其 长 度 为 400mm, 直径 分 $100、# 150、 
6200 三 种 规格 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

O 空气 分 气 简 除 简体 制 安 以 外 的 内 容 如 刷 漆 、 支 架 、 附 件 等 应 另行 计算 。 
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7) “kulkas sa 

空气 调节 器 喷雾 管 安 装 按 《 全 国 通用 采暖 通风 标准 图 集 》 以 6 种 形式 分 列 ， 可 按 不 同 
形式 以 “组 ”为 计量 单位 分 别 选用 。 

8) 钢 制 排水 漏斗 制作 安装 

钢 制 排 水 漏斗 按 公称 直径 以 “个 ”为 计量 单位 。 

9) 套 管制 作 安装 

(1) 套 管制 作 与 安装 合 为 一 项 ， 分 一 般 穿 墙 套 管 和 有 柔性、 刚性 防水 套 管 (图 6.13)。 根 据 
介质 管 径 的 规格 以 “个 ”为 计量 单位 。 制 作 所 需 的 钢管 和 钢板 用 量 已 包括 在 定额 内 ， 应 按 
设计 及 规范 要 求 选用 相应 项 目 。 套 管 的 除 锈 和 刷 防 锈 漆 已 包括 在 定额 内 。 

(2) 套用 本 定额 时 特别 注意 : 套 管 的 规格 是 以 套 管内 穿 过 的 介质 管道 直径 确定 的 ， 而 
不 是 指 现场 制作 的 套 管 实际 直径 。 

(3) 一 般 穿 墙 套 管 适用 于 各 种 管 ТІГІ 


86.13 套 管 实物 





















































10) 金属 软 管 安装 

(1) 金属 软 管 适用 于 连接 设备 、 器 具 冯 附件 或 管道 等 的 挠 性 短 管 (图 6.14)， 包 括 螺纹 连 
接 和 法 兰 连接 两 种 形式 。 

(2) 金属 软 管 不 分 长 短 ， 均 按 不 同 管 径 、 分 连接 方式 以 “个 ”为 计量 单位 。 


Oü 


图 6.14 “ЕКЕ 

11) 水 位 计 安装 

水 位 计 安 装 仅 适 用 管 式 和 板式 两 种 形式 的 水 位 计 ， 其 计量 单位 为 “组 ” 包括 全 套 组 件 
的 安装 。 

12) 调节 阀 临时 短 管 装 拆 

(1) 调节 阀 临 时 短 管制 作 装 拆 项 目 适 用 于 管道 系统 试 压 、 吹 扫 时 需要 拆除 阀 件 而 以 临 
时 短 管 代 蔡 连通 管道 ， 其 工作 内 容 包 括 完工 后 短 管 拆除 和 原 阀 件 复位 等 。 

(2) 工程 量 的 计算 是 按 调 节 阀 公称 直径 以 “个 ”为 计量 单位 。 
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(3) 本 项 目 也 适用 于 同类 情况 的 其 他 阀 件 临时 短 管 的 装 拆 。 

13) 翻 边 短 管 加 工 制作 

(1) 本 定额 设置 了 不 锈 钢管 、 铝 管 、 铜 管 3 种 管材 的 翻 边 短 管 加 工 制作 。 

(2) 定额 工作 内 容 包 括 了 设备 机 具 拆 装 、 管 子 切断 、 翻 胀 管 口 等 内 容 。 消 耗 量 中 已 考 
虑 翻 胀 管 口 的 模具 材料 挫 销 。 

(3) 翻 边 短 管 加 工 制作 ， 按 不 同 的 管道 外 径 以 “个 ”为 计量 单位 。 

(4) 本 定额 中 只 编制 了 管 径 $ <219mm 的 活动 法 兰 用 翻 边 短 管 , 超出 规格 的 翻 边 短 管 ， 
可 根据 实际 情况 另行 计算 。 




















6.3 工作 任务 实施 











(Т) 根据 所 给 的 平面 图 和 1—1 剖面 图 ， 绘 制 出 系统 图 /如 图 6.15 所 示 。 
刚性 防水 套 管 
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86.15 ” 某 油泵 车 间 工 业 管道 系统 图 
工程 量 计算 ( 表 6-1) 


表 6-1 工业 管道 工程 量 计算 书 
工程 名 称 ; 某 油泵 车 间 工 业 管道 工程 


























项 目 名 称 HES 计算 过 程 
1 管道 安装 
热 轧 无 颖 钢管 
人 т | 12.33 | [0.68+1.13+(0.65-0.2)+0.28+0.2+0.2]+[(2.5-1.1)+0.28+0.2+1.25]x3 
热 轧 无 终 钢 管 D76x 
人 m | 8.45 |[(0.65-0.2)+0.28+0.2+0.2+0.2]+[(6.4+0.52)+(0.6-0.4)] 
热 轧 无 颖 钢管 D89x 
а. Ы т | 12.84 | 4.9+0.69+(3.4-2.50)+0.35+0.50+0.2+2.3+(2.9-1.1)+(2.9-1.7) 
2. 管件 连接 
成 品 弯 头 D89 个 5 
成 品 弯 头 D76 * 3 
成 品 弯 头 057 а ИЕ 
成 品 大 小 头 D89x57 个 | 2 
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5. Менде 


== 
工程 名 称 : 某 油 泵 车 间 工 业 管道 工程 续 表 
项 目 名 称 МЕ. нине 
成 品 大 小 头 D89x76 个 1 
成 品 大 小 头 D76x57 Ж. | 
主管 挖 眼 三 通 D89xD89 | 个 | 1 
3 8 089х057 | 个 | 2 
D76xD57 | 个 1 
RIER DN80 + 1 
ЕЗІНІҢ DN65 个 1 
法 兰 -AE DN50 个 | 6 
513 
^1 
碳 钢 3 3 副 1 
碳 钢 平 焊 法 兰 DN80 片 1 
碳 钢 平 焊 法 兰 
副 | 4 
DN65 
碳 钢 平 Т 1 
碳 钢 3 副 | 3 
WARE H 


7 


12.84+8.45%12.33. 


















































公称 直径 12.33 
21.29 | 12.84+8.45 
86 
2 |D89: 1 D76: 1 
略 
9. 管道 剧 油 
管道 刷 红 丹 防 锈 漆 第 一 遍 | m° 略 
管道 刷 红 丹 防 锈 漆 第 二 遍 | m 略 
管道 刷 调和 潜 第 一 遍 m? 略 
管道 刷 调和 潜 第 二 遍 т? 略 
10. 管道 支架 刷 漆 
管 支架 刷 调和 漆 第 一 遍 | kg % 
管 支架 剧 调 和 漆 第 二 遍 | kg 略 


(3) 工程 量 计 算 ( 表 6-2)。 





136 


«< 
NN 


“ 








工作 任务 6 “、 工 册 管 道 工程 定额 计价 NN 




















































































ШІ үй» үнө 
E 
CEA 
1070 [ZL 6С LUST Саи ВЕ y| 111/782 ç 
Lesa EPY RE 
| с (М ЕТЕ 
— е woy У. (айл E |" 
6 9Lq еи] ГЕ 
7 к (МҮЛ - 
° s | ШОР АСУ АЛУ ЕТСЫР O |E 
бва тен HE 
° Ф| у 
ыш ө ШОУЫ (айт): U | ° 
LT іа 5 FT 
n “н wusa igy (йлн) giaa 040 | ' 
956ГІ 9 18982 HEHN +080 
Б t680 З.М ИЕ 
<<0ГІ STEI 108 16 8ETII TS'LS |Ұ8СІ шот | (A WDR (айт). УНУ} 46802 Е 
7 [9808 | w ТЕГЕ ЖАНА ШЕТЕ 
510170 “78 LTS 96`6$ SOEL EN [570 шот | (Aya unu0g)z) H ELOA RH Y 18-89 H 
sern | w ТЫА ЖЕТЕ Mt 
910/`0 50% СЕ 815 189 егее |ЕСІ шот | Сита шшосауыла? (ІТ tipa x) ©Є-82 1 
HEST 6с 891 18'807 LTSZ СА” ЕН?) Қыс 
us | us | us | 99 | Ws ау 
4. в | Жы 
5% | wm | ит | mw | ви | ту | 99 | 9% иш 822 zB аш |вш 
ЕЕ ЕЗІ ЕНІ” = 
HIRET NENK WRAL 
FUHEHINS гош 
































AA 


1375 





所 建筑 安装 工程 计量 与 计价 





ЧИНЕ 





Үр 


OSNA г ЫЧ HT 






















































y 
2691 TSE ЕГЕ Aya wwo H ТГ | 911-82 | € 
vy SINA ERRTU) HE 
9980 FR 99201 Ку (мї ашо) Б ГМ 9171-80 | с 
+ + 
©69`1 rse с<<0с + 9LyL-8D 1 
199% 2101 917899 % 








овма fl- [Ж 

































1060 га 6с LLST” ыры 112-80 6 
CANDE 
LS*68d Br: WF 

090 єє 8Ss8 ES'IS 112-80 8 








Саде ту 06 
68.684 Br: 





[Ж 
















































































1070 Гат 6С LLST егер ~ ol ша ТЫН DHS 112-89 4 
Y LS#9LQ `ç WE 
г = =a қ мү 5 
100 Гат 6с? LLST ST = = б 114-89 9 
A [Uuo 12852 GIE H SHN 
нш га = 号 号 = ы аш 
нт |88 | ## | WW | ни | тү Ы wz E нш |88 
Е ЕЗ LRH ЕНІ 
БЕЙ PI REK bl: ЗЕ ЗИТ 


Ж УЛУ 138 






НІНІ ЖЕДЕ Үн 













































=; 
ж т T Na AAA HT 
ж; (Mya шшов) 
H IL6r'0 єс #0 %С9І t9'SZ HYST І 80 9 
= и i DEYI GHS Мии) 999159 
Hi T 7 OSNO а E 
Ве à 2 А = 322 (MY шшоў) 
ші 610 95 5 91 HIST t9'ç; I 1 ы; 91-82 $ 
=: ss (| aayy (шиті нин E 691% 
Hi І H соқа ЕЕ 63 
Ë ; р В Я 5 (мү unuç9) 
í 40 сот £9 rl дА ғо І tí & 9[-8D | t 
° A i pay 9 8998 
3 = ЖС 7 K| WE 
ж 1 80 0с %% | |889r1I сор ІН Б (MY шше9) 8791-82 £ 
š ) Е 
以 Е 











wog) 


26160 98 T8'ET 981 81762 
ІЗ) 


3 1191-82 


“з 


































































































ТЕЗ 
gsL0 ебі |ru [oz [eze кәтә | 1 
6LOf £ 96 C68 £'9ç Z608Z cr'ocr = 
+ 
10 189 999 ССР 2716 8ІРІ-80 9 
ТЕЗ 
ШО £59 ГЄ 1896 |88 (мүл аит [WZ ZO] ¿IPUSO | S 
OSNA [8147 yE 
170 ££'9 ГАЧ +8796 L8 8 (Mya шшс) Hgy [1 LitI-89 t 
ч = йе 号 号 号 
иж Ж 号 aE lag 
HT жн из 1415 ий ЖҮ ӘНЕ Ex азы 
76% Е ЕНІ 





Ей BIRRITAN Б ҮТ 


ЕЛ ғүн гҮ 





































































































TS8'SL “4 525681 ЕГЕ 29 |ЕС?5<01 4 号 
1 Е Ый Bi 
7 3 
2904. 16001 |8121 |5585 >. збої МЯН | LEIE-89 | t 
2866%0< 52708 |99511 [91182 |16 9871С |6С12 [шоо Ш| 66680 | € 
Z 682171 ЗҮР |8Ғ%6 |699821 [997012 |6С601 [Е ШОО! у 866282 | с 
2 Г ' . е . £ ЕЛЕСІ 
9L1ET 199 661 |1601 [erosi teLge шоо! Sy6z-8D | 1 
= É oqe, unu001)22 940 ARRA HOD 
Т 60<<7< HOSEI |152681 |16767 |16271 Ера T 
и ТЕСІ 8/79 |89101 |91991 8% | + |(мүї шшс ы EARM] 15682 | С 
= 3y 08NG УЕ HF 
RH 89СІ 1976 ШАН SPOL 9812 |8С601 |. | Сита шшов 7852 RAA] 0167-839 І 
H 70572 wee (26571 |81900 [8 sP Е EE H ИГҮ “М 
Б 98 | vs з | м8 | 9% 
4 35 Мн 
% ba | an | nz | mw | ни | ту | ” әне виз |as 
4 ГЕЗ LA 
38 а НЛО ТА СИ NU TT HN 


ШЕ) 


/ 





ЖЖ, 





Ж 








ГЕ || 


本 工作 任务 介绍 了 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 ЖАЯ 工业 管 
道 工程 》 相 关 定 额 内 容 、 工 程 量 计 算 规 则 及 定额 使 用 中 应 注意 的 问题 ， 以 试 机 项 目 案 例 为 
载体 对 工程 量 计 算 和 定额 应 用 进行 进一步 深化 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 具备 初步 纺 
制 工业 管道 工程 施工 图 预算 的 能 力 。 


тРЕЯ | 


请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 独 立 完成 下 面 工 程 案例 ， этн. 











1、 工 程 基本 概况 о 

(1) 图 6.16、 图 6.17 为 某 工程 生产 装置 的 部 分 道 系 统 ， 该 管道 系统 工作 压力 为 
2.0MPa。 图 中 尺寸 标高 以 m й, Re 

(2) 管道 均 采用 204 碳 钢 无 颖 钢管 ， 普 头 采 用 成 品 压制 灾 头 ， 三 通 为 现场 控 眼 连接 ， 管 
道 系统 的 焊接 均 为 氢 电 联 焊 。 Ñ 

(3) 所 有 法 兰 为 碳 钢 对 焊 法 兰 。 me, ІНІМ 7) H41H-25, 截止 阀 为 J41H-25， 用 
对 烛 法 兰 连接 。 ҚА ү, 

(4) 管道 支架 为 普通 支架 ; 共 耗 用 钢材 42.4kg， 其 中 施工 损耗 为 6%。 

6) p О 2407654 ПОЕ Г EARO 其 中 法 兰 处 焊 口 采 
用 超声 波 探伤 ， 管 道 焊 颖 采用 x 射线 探伤 ， 片 子规 格 为 80ommx150 mm， 焊 口 按 36 个 计 。 

(6) 管道 安装 完毕 后 ， BTA ENEA EUH, 管道 、 管 道 支架 除 锈 后 ， 刷 
防 锈 漆 、 调 йі. j 

2， 工 作 任 务 要 求 


(1) 根据 所 给 的 平面 图 和 剖面 图 ， 绘 制 出 系统 图 。 

(2) 按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 计 算 工 程 量 。 

(3) 套用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 算 直 接 工程 费 。 本 案例 
暂 不 计 加 压 泵 和 反应 器 设备 安装 项 目 及 除 锈 、 刷 油 项 目 。 其 他 项 目 暂 不 计 主 材 费 ， 但 应 计 
算 主 材 消耗 量 。 
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工艺 管道 平面 图 


图 6.16 工艺 管道 平面 图 
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工作 任务 7 
Ф © 
通风 空调 工程 定额 计价 


知识 目标 


а) 热 悉 通风 空调 工 
程 定额 子 目 ; 


о feansa k 


程 定额 子 目 的 工程 量 计算 
及 定额 的 套用 / 一、 
~ 


x X 


能 天 目标 





素质 目标 


(Т) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严谨 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良 好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 


7.1 布置 工作 任务 


7.1.1 工程 任务 一 

1. 工程 基本 概况 

本 工程 为 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空调 工程 ， 图 中 标高 以 m 计 ， 其 余 以 mm 计 。 通 风 平 面 

图 如 图 7.1 所 示 ， 通 风 剖 面 图 如 图 7.2 所 示 。 
(1) 空气 处 理由 位 于 图 中 和 @ 轴 线 的 空气 处 理 室内 的 变 风 量 整体 空调 箱 (机 组 ) 完 成 ， 
其 规格 为 8000(ma/h)/0.6(D。 在 空气 处 理 室 @ 轴 线 外 墙 上 ， 安 装 了 一 个 630mmx1000mm 的 
铝 合金 防 雨 单 层 百叶 新 风口 ( 带 过 滤 网 )， 其 底部 距 地 面 2.8m, 在 空气 处 理 室 @@ 轴 线 内 墙 上 
距 地 面 1.0m 处 ， 装 有 一 个 1600mmx800mm 的 铝 合金 百叶 口 ,其 后 面 接 一 阻抗 复合 消 
声 器 ， 型 号 为 T701-6 型 5#， 二 者 组 成 回 风 管 。 室 内 大 气 由 此 消声器 吸入 回 到 空气 
处 理 室 ， 与 新 风 混合 后 吸入 空调 箱 ， 处 理 后 经 风 管 送 从 多 功能 厅 内 。 

(2) 本 工程 风 管 采用 镀 锌 薄 钢 板 ， 咬 口 连接 = 其 中 矩形 风 管 240mmx240mm、 
250mmx250mm， 铁 皮 厚 度 5 =0.75mm, Я 800mmx250mm、800mmx500mm、 
630mmx250mm、500mmx250mm， NS =1.0mm, ЖЖ 1250mmx500mm, # Ж 
厚度 6=1.2mm。 s NN Ру 

(3) ГІ 送 风 管 上 的 管 式 消声器 为 成 品 安装 。 

(4) АТУ. AFE АНИЙ, ее 风口 、 铝 合金 回 风口 、 铝 合金 
方形 散 流 器 均 为 成 品 安装 一 ,% 

(5) 主 风 管 (1250inmx500mm) 上 ， озш дате а. 

(6) 风 管 保温 来 用 岩 棉 板 ，5 =25mm ЗИ ЕМ, ЕЗАРА ИСА НЕ. (ЕЙ 
时 使 用 粘 接 剂 、 5 稳 温 钉 。 风 管 在 现场 按 先 绝热 后 安装 施工 。 

未 尽 事宜 ， 按 现行 施工 及 验收 规范 的 有 关内 容 执行 。 

2， 工 作 任务 要 求 

(1) 按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 列 项 、 计 算 工 
程 量 。 

(2) 本 案例 风 管 保温 见 工作 任务 8， 此 处 暂 不 考虑 。 
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7.1.2 工程 任务 二 


1. 工程 基本 概况 

本 工程 为 菜 办 公 楼 (一 层 部 分 房间 ) 风 机 盘 管 工程 。 图 中 标高 以 m 计 ， 其 余 以 mm 计 。 
风机 盘 管 布置 平面 图 如 图 7.3 所 示 , 空调 水 管道 平面 图 如 图 7.4 所 示 , 空调 水 管道 系统 图 女 
图 7.5 所 示 ， 详 图 如 图 7.6 所 示 。 

(Т) 风机 盘 管 采用 卧 式 暗 装 (吊顶 式 )， 风 机 盘 管 连接 管 采 用 镀 锌 薄 钢 板 ， 铁 皮 厚 度 
5=1.0mm， 截 面 尺寸 为 1000mmx200mm。 

(2) 风机 盘 管 送 风 口 为 铝 合金 双 层 百叶 风口 ， 回 风口 为 铝 合金 单 层 百叶 风口 ， 均 采 
成 品 安装 。 

(3) 空调 供水 、 回 水 及 凝结 水 管 均 采 用 镀 匀 钢管， 螺纹 连 捞 БИЛІГІ 
支管 均 装 金属 软 管 ( 丝 接 ) 各 一 个 ， 凝 结 水 管 与 风机 盘 管 连 et 

(4) 图 中 阀门 均 采 用 铀 球阀， 规格 同 管 径 。 管 道 一 般 钢 套 管 。 

(5) 管道 安装 完毕 后 要 求 试 压 ， ZARA mo .3MPa, ЕК ЕН EREK RI o 

(6) ЕСИМИ, NS 


2. 工作 任务 要 求 


(1) 按照 К ОКА 的 有 关内 容 列 项 ， 计 算 工 
程 量 (只 计算 图 示 一 层 )。 
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图 7.3 风机 盘 管 布置 平面 图 
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СКІ 
图 7.6 风机 盘 管 安装 详 图 


1 一 风机 盘 管 ，2 一 金属 软 管 ，3 一 橡胶 软 管 ， 4 一 过 滤器 :5 一 螺纹 铜 球阀 
6 一 铝 合 金 双 层 百叶 送 风口 (1000mmx200mm); 7 一 帆布 软 管 接 口 (长 200m); 
8 一 帆布 软 管 接口 (长 300mm); 9 一 铝 合金 回 风 口 (400mmx250mm) 








7.2 相关 知识 学 习 


7.2.1 通风 空调 工程 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 
1. 定额 的 内 容 
通风 空调 工程 使 用 2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 七 册 
通风 空调 工程 》。 本 定额 共 12 章 。 
2. 使 用 本 册 定 额 的 注意 事项 
1) 定额 的 适用 范围 
本 册 定 额 适 用 于 工业 与 民用 建筑 的 新 建 、 扩 建 项 目 中 的 通风 空调 安装 工程 。 
ЖОЛУ 152 
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2) 使 用 其 他 册 相 应 定额 的 工程 项 目 

通风 、 空 调 的 刷 油 、 绝 热 、 防 腐蚀 ， 执 行 《 第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 相 
应 定额 。 

3) 其 他 问题 的 说 明 

(1) 薄 钢 板 风 管 刷 油 按 其 工程 量 执行 相应 项 目 , 仅 外 或 内 面 刷 油 者 , 定额 执行 系数 12, 
内 外 均 刷 油 者 ， 执 行 1.1 系数 (其 法 兰 加 固 框 、 吊 托 支架 已 包括 在 此 系数 内 )。 

(2) 薄 钢 板 部 件 刷 油 按 其 工程 量 执行 金属 结构 刷 油 项 目 ， 定 额 乘 以 系数 1.15。 

(3) 不 包括 在 风 管 工程 量 内 而 单独 列 项 的 各 种 支架 (不 锈 钢 吊 托 架 除外 ) 刷 油 ， 按 其 工程 
量 执行 相应 项 目 。 

(4) 薄 钢 板 风 管 、 部 件 及 单独 列 项 的 支架 ， 其 除 锈 不 分 锈蚀 和 程度， 一律 按 其 第 一 遍 刷 
油 的 工程 量 执行 轻 锈 相应 项 目 。 YA 

O МАННА аги, ининг ааз аан, Лаед 
Ж 0.5. 

(6) 定额 中 人 工 、 材 料 、 机 械 凡 按 制作 和 安装 分 关 列 出 的 ， 其 制作 与 安装 的 比例 可 按 
表 7-1 规定 划分 。 < 


表 7-1 定额 中 人 工 、 材 料 : 机 械 制 作 与 安装 比例 划分 
ж g 制作 占 百分比 (% 安装 占 百分比 (% 


















































ii OG L sn paa Lax [ин [нй 
1 | 沙钢 板 通 风 管道 制作 安装 1 40 5 5 
2 风帆 制作 A |75 | 802179 | 25 20 1 
з | | 78 | % os | 22 2 5 
4 |o | o | % | 9 2 1 
5 | 86 | 9 | os | 14 2 5 
6 жидык 安装 [6 | s | [ао 15 5 
7 | 不 锈 钢板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 | 72 | os | os | 28 5 5 
8 | 铝板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 | 68 | о | % | 32 5 5 
9 ”| 塑料 通风 管道 及 部 件 制作 安装 [з | 95 | 9% | 15 5 5 
10 | 复合 型 风 管制 作 安装 Го | — | % | 4 100 1 


3. 本 册 定 额 各 项 费用 的 规定 

(1) 系统 调整 费 按 系 统 工程 人 工 费 的 10% 计 算 ， 其 中 人 工 费 占 25%， 其 他 为 材料 费 。 

(2) 超 高 增加 费 (已 考虑 了 超 高 因素 的 定额 项 目 除 外 ): 操作 物 高 度 离 楼 地 面 3.3m 以 上 ， 
20m 以 下 的 通风 空调 工程 ， 按 所 发 生 工程 量 的 人 工 费 乘 以 表 7-2 中 系数 计 取 超 高 增加 费 (其 
中 全 部 为 人 工 工资 )。 



























































#72 Шайтан 


操作 物 高 度 /m 


(3) 暗室 施工 增加 费 : 是 指 在 施工 现场 光线 无 法 辨别 标记 、 标 识 、 物 体 颜色 的 洞 内 、 
地 下 室内 、 库 内 或 暗室 内 施工 ， 因 人 工 降 效 而 增加 的 费用 。 按 所 发 生 人 工 费 的 15% 计 取 ( 江 
中 全 部 为 人 工 工资 )。 
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(4) 高 层 建筑 ( 指 高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 ) 增 加 费 , 可 按 表 7-3 的 规定 
计算 (其 中 全 部 为 人 工 费 )。 




















#73 ”高层 建筑 增加 系数 
































шй | 95 

(高 度 ) | 以 下 
(30m) 

БЕЙ 

лій | | 

的 百 分 

数 (%) 

ma | 30% 

(高 度 ) | АТ 
120m 

ҮНІ 

人 工 费 

的 百 分 | 16 

MO 

















onam S 

某 微 电 子 工程 公司 住宅 楼 共 2585m), 通风 空调 安装 工程 费 沽 -64741.86 T, 其 中 人 工 费 为 32082.90 
X. 试 计算 高 层 建筑 增加 费 。 

【 解 〗 该 住宅 楼 层 及 高 度 欠 于 -24 层 (80m) 以 上 与 2 入 层 (90im) 以 下 之 间 ， 按 照 就 高 不 就 低 的 计算 原则 ， 
其 费用 按 27 层 (90m) 以 不 费 率 计算 如 下 . 

高 层 建筑 增加 费 : “32082.90x8%=2566.63( 元 ) 

其 中 ， 人 王 费 :2566.63 元 

(5) 通风 空调 系统 调整 费 可 按 系统 工程 人 工 费 的 10% 计 算 ， 其 中 人 工 工资 占 25%, Ж 
他 为 材料 费 。 

(6) 本 册 中 的 措施 性 项 目 : 脚手架 塔 拆 费 ， 按 定额 人 工 费 的 3% 计 算 ， 其 中 人 工 工资 占 
25%， 材 料 费 占 75%。 


«Тан 说 明 


某 省 委 招待 所 客房 楼 通风 空调 安装 费 合计 41880.23 元 ， 其 中 人 工 费 10157.00 元 ， 试 计算 脚手架 搭 拆 费 。 
【 解 】10157.00x3%=304.71( 元 ). 
其 中 ， 人 工 费 =304.71x25%=76.18( 元 ). 


7.2.2 通风 空调 工程 量 计算 

1. 通风 管道 制作 安装 

1) 碳 钢 通 风 管 道 、 柔 性 软 风 管道 制作 安装 

(1) 风 管 制作 : 放样 、 下 料 、 卷 圆 、 折 方 、 轧 口 、 咬 口 、 制 作 直 管 、 管 件 、 法 兰 、 吊 
/ 154 

















托 支架 ， 钻 孔 、 钾 焊 、 上 法 兰 、 组 对 。 

(2) 风 管 安装 ; 找 标高 、 打 支架 墙 洞 、 配 合 预 留 孔洞 、 埋 设 吊 托 支架 ， 组 装 、 风 管 就 
б, RT, IRE. pie, Ak, LIRE, RE 

2) 净化 通风 管制 作 安 装 

(1) 风 管制 作 ， 放 样 、 下 料 、 折 方 、 轧 口 、 咬 口 、 制 作 直 管 、 管 件 、 法 兰 、 吊 托 支 架 ， 
钻 孔 、 钾 焊 、 上 法 兰 、 组 对 ， 口 缝 外 表面 涂 密封 胶 ， 风 管内 表面 清洗 ， 风 管 两 端 封口 。 

(2) 风 管 安装 ， 找 标高 、 找 平 、 找 正 、 配 合 预 留 孔洞 、 打 支架 墙 洞 、 埋 设 支 吊 架 ， 风 管 
就 位 、 组 装 、 制 垫 、 垫 垫 、 上 螺栓 、 紧 固 、 风 管内 表面 清洗 、 管 口 封闭 、 法 兰 口 涂 密封 胶 。 

3) 不 锈 钢板 风 管制 作 安装 

(1) 风 管制 作 ， 放 样 、 下 料 、 卷 圆 、 折 方 ， 制 作 管件 、 组 对 焊接 ， 试 漏 、 清 洗 埋 口 。 

O 风 管 安装 ， 找 标高 、 清 理 堵 洞 ， 风 管 就 位 、 组 对 焊接 、 试 漏 、 清 洗 焊 口 、 固 定 。 

4) 铝板 风 管制 作 安装 , KA 

(D) 风 管制 作 ， 放 样 、 下 料 、 卷 圆 、 折 方 ， 制 作 管件 组 对 焊接 ， 试 漏 、 清 洗 埋 口 。 

ал жанатта ез 

5) 塑料 通风 管道 制作 安装 AN 

ГИС 2 

Шана 

6) 玻璃 钢 通 风 管道 安装 SS- 

风 管 安装 ， 找 标高 、 打 支架 墙 洞 ， 熏 合 预 留 孔洞 、 员 托 支 架 制 作 及 埋设 、 风 管 配合 修 
ЖТТ ТҰ 

7) 复合 型 风 管制 作 安装 7 

(1) 政 镁 复合 风 管制 作 安 装 。 “қ” 

O А РИЕ: ОЁ. ЫШ, УЕН. БИШ, ҖЫ, ЖЕН, БИШЕ, MER, E) 
2. ШЧ. у МУ K< 

@ 风 管 安装 > 找 标高 、 埋 设 吊 托 支 架 ! 组 装 、 风 管 就 位 、 连 接 、 找 正 、 找 平 、 固 定 。 

(2) 铝 稍 复合 风 管制 作 安装 。 

Ф 风 管 制作 ， ЖОНЕ. ИЙИ, ЯЙ, АВЕ, WA ЛЫШЫ. МИШ, “НЫ. ИРЕ. M 
托 支架 、 上 成 型 法 兰 、 组 对 。 

@ 风 管 安装 ， 找 标高 、 埋 设 吊 托 支架 、 组 装 、 风 管 就 位 、 制 热 、 垫 热 、 连 接 、 找 正 、 
找平 、 固 定 。 
(3) 绘制 、 放 样 、 切 制 、 粘 接 、 法 兰 安装 、 风 管 加 固 、 固 定 成 品 保护 、 搬 运 组 装 、 支 
吊 架 制作 安装 、 风 管 吊装 。 

D 铝 合 爹 软 管 、 钻 销 保温 软 管 安装 

软 管 切 断 、 卡 和 连接、 管道 安装 、 支 架 制 安 、 钻 孔 、 脱 胀 螺栓 数 设 。 

9) 栖 头 导 流 叶 片 、 风 管 检查 孔 、 温 度 、 风 量 测定 孔 制作 安装 

放样 、 下 料 、 制 作 、 安 装 。 

2. 定额 应 用 说 明 

D 薄 钢板 碳 钢 风 管制 作 安 装 

(1) 本 定额 项 目 指 镀 匀 钢板 ( 咬 口 普通 钢板 (焊接 )、 无 法 兰 插 条 连接 风 管 和 风机 盘 管 连 接 
镀 鱼 薄 钢 板 风 管 和 沙钢 管制 作 安装 。 按 照 风 管 板 厚 ， 分 圆 形 、 矩形 和 连接 方式 分 列 项 目 ， 其 形 
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状 如 图 7.7 所 示 。 其 工作 内 容 如 下 。 

O 制作 : 放样 、 下 料 、 卷 圆 、 折 方 、 轧 口 、 咬 口 、 制 作 直 管 、 管 件 、 法 兰 及 加 固 框 、 
ЕЖЕ. ж. жин. ЕЕЕ, ЯУ. 
© 安装 : 找 标 高 、 打 支架 墙 洞 、 配 合 预 留 孔洞 、 埋 设 吊 托 架 、 组 装 、 风 管 就 位 、 找 平 、 
找 正 、 制 垫 、 垫 热 、 上 螺栓 、 紧 固 。 


Ден 


图 7.7 圆 形 风 管 与 矩形 风 管 < 


ТЫ 
1. оз N 

ee ани DARAD, HEER. 这 种 连接 方法 
不 需要 其 他 材料 ,适用 于 厚度 5 < 1.2mm 的 мелі ó < 1.0mm 的 不 锈 钢板 和 厚度 5 < 1.2mm ИВА. 
其 咬 口 形式 有 单 平 咬 口 、 单 立 咬 口 、 к Ае 合 角 咬 口 、 жада» 如 图 7.8 所 示 。 

2， 焊 接连 接 

Тое ВИЕ д Ж KA| 铝板 厚度 >1.5mm 时 ， 若 仍 采用 咬 
口 连接 ， 则 因 板材 较 厚 ， 机 械 强度 高 而 难于 加 工 ， зп iih k, наг, WREE 
接 的 严密 性 。 жлары жен. яла. іе ЖЛ. HARE, HAMPEE, h 
图 7.9 所 示 。 

3， 无 法 兰 a ж = 

ЖЕНЕН ЧЕН” ЖШ. ABAE KF. ЗЕРНО ЕЛЕЕ Ж. YAR 
和 连接 方法 如 图 了 .10 所 示 。 























В 
ЕЕ ЕЛІ 
ЕЕ = U 
(a) 单 平 咬 口 (b) 单位 咬 口 
ғ 
a 
8-9 
(с) 转角 咬 口 (d) 联合 角 咬 口 (е) 按 扣 式 咬 口 
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,通风 空调 工程 定额 计价 OR 


(а) 对 接 焊 缝 (b) 角 焊 缝 (с) 措 接 焊 缝 
(d) 搭 接 角 缝 (e) 折 边 焊 缝 (0 折 边 角 焊 颖 


图 7.9 MERRER 


Беде a 
平 插 条 2427 








= аған à 
жай = NS 一 = 人 


\ 气流 方向 қ 
(а) 立 式 插 条 2996 条 әз те» 立 S 形 插 条 
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үрчү. тақ”. 
均 周 长 执 行 相应 规格 项 目 ， 其 人 工 乘 以 系数 2.5。 
(3) 镜 锌 水 钢板 风 管 项 目 中 的 板材 是 按 镀 锌 沙钢 板 编制 的 ， 如 设计 要 求 不 用 镀 锌 湾 钢 
板 者 ， 板 材 可 以 换算 ， 其 他 不 变 。 
(4) 如 制作 空气 幕 送 风 管 时 ， 按 矩形 风 管 平均 周 长 执 行 相应 风 管 规格 项 目 ， 其 人 工 乘 
以 系数 3.0， 其 余 不 变 。 
O 薄 钢 板 通风 管道 制作 安装 项 目 中 , 包括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地方 等 管件 及 法 兰 、 
加 固 框 和 吊 托 支 染 的 制作 用 工 ， 但 不 包括 跨 风 管 落地 支架 ， 洲 地 支架 执行 设备 支 染 项 目 。 
(6) 薄 钢 板 风 管 项 目 中 的 板材 ， 如 设计 要 求 厚度 不 同 者 可 以 换算 ， 但 人 工 机 械 不 变 。 
(7) 项目 中 的 法 兰 垫 料 如 设计 要 求 使 用 材料 品种 不 同 者 可 以 换算 ， 但 人 工 不 变 。 合 
泡沫 塑料 者 每 千克 橡胶 板 换算 为 泡沫 塑料 0.125kg; 使 用 闭 孔 乳胶 海绵 者 每 千克 橡胶 板 换 算 
为 闭 孔 乳胶 海绵 0.5kg。 
(8) 软 管 接头 使 用 人 造 革 而 不 使 用 帆布 者 可 以 换算 。 
2) 工程 量 的 计算 
(1) 风 管 制作 安装 以 设计 图 示 风 管 规格 按 展开 面积 计算 ， 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 
风口 、 吸 风口 等 所 占 面积 ， 以 “10m?” 为 计量 单位 。 
圆 形 风 管 : F=x .DL 
ЖУР А: F=2(A+B): L 
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° ° о ° * Esa 

Ж: 天 -一 风 管 展开 面积 ，m2; 

万 一 一 圆 形 风 管 内 直径 ，m; 
Z 一 一 管道 中 心 线 长 度 ，m; 
4 一 一 和 矩形 风 管 长 边 尺寸 ，m; 
8 一 一 矩形 风 管 短 边 尺 寸 ，m。 


< зия» | 


某 工程 设计 矩形 镀 锌 薄 钢 板 (5 =1.2mm) 风 管 规格 为 300mmx350mm， 长 度 为 8.18m， 咬 口 连接 。 试 计 
算 风 管 工作 量 及 主 材 消耗 量 ， 并 说 明 如 何 套用 定额 . 

【 解 】 依 据 已 知 条 件 及 上 述 计算 公 式 . 入 

F =2x(0.3+0.35)x8.18-10.63(m2)=1.063(10 т2), ZARS 9-8. 0000 

ЗНИК Я, AREA: L0681138-1209700), У 

(2) коса тесе ио тона, 如 
图 7.11 一 图 7.13 所 示 )， 包 括 弯 头 、 三 通 、 变 径 БЕЛІ! 也 方 等 管件 的 长 度 ， 但 不 得 包括 部 
件 (阀门 、 消 声 器 等 ) 所 占 长 度 。 直径 和 周 长 以 图 永 尺 寸 为 准 ( 变 径 管 、 天 圆 地 方 均 按 大 头 口 
шаманы ата 


9%. L. a 
бочу Уй] 












































97.12 =й 图 7.13 正三 通 
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=E V адептен УУ 
说 明 : 在 图 7.11 和 图 7.12 中 ,主管 展开 面积 为 Si=T DIiL1, 支管 展开 面积 均 为 Snr D2L; 

在 图 7.13 中 ， 主 管 展开 面积 SI=n DIL1， 支 管 1 展开 面积 为 S=x D2L3， 支 管 2 展开 面积 为 

Sy=m Da(3iHLazHrO)， 式 中 加 为 弧度 ，9 = 角度 x0.01745， 角 度 为 中 心 线 夹 角 , гю, 


ьн 说 明 


图 7.14 为 某 通 风 空 调 系统 部 分 管道 平面 图 ， 采 用 镀 锌 铁皮 ， 板 厚 均 为 1.0mm， 试 计算 该 风 管 的 工程 量 . 
[#1 (1) 630х500 管 段 . 
14=2.50+3.80+0.30-0.20=6.40(т) 
Е1=2(0.63+0.50)х6.4=14.46(т2) \ 
(2) 500x400 % 2. L KO 
L=2.0m N NI N 


Еу-2(0.50-0.40)<2-3. өші — 
(3) 320x250 管 段 . Уа М 
1=2.20+0,65/250:515(тб) 
Ру 2003250. 25)<2:515-2.81(т?) 
F= 24463602. 81=20.93(m°) _ 





1 „20> ; 






500x400 








— 
714 МЕКШІ 


(3) 镀 锌 薄 钢 板 通风 管 按 镀 锌 薄 钢板 编制 的 ， 如 设计 要 求 不 用 镀 锌 薄 钢 板 ， 板 材 可 以 
换算 ， 其 他 不 变 。 

(4) 整个 通风 系统 设计 采用 渐 缩 管 均 匀 送 风 者 ， 圆 形 风 管 按 平均 直径 ， 和 矩形 风 管 按 平 
均 周 长 计算 工程 量 ， 其 人 工 乘 以 系数 2.5。 计 算 公 式 如 下 : 
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同形 渐 缩 管 平均 直径 D #=(D хр ,)/2 
和 矩形 渐 缩 管 平均 周 长 ”L +=[(А+В)х2+(а+Ь)х2]/2 


yuna 


某 化 工厂 氯 化 车 间 设 计 圆 形 渐 缩 送 风 管道 中 心 线 长 度 工 + 为 32.16m, 大 头 直径 (Dx) 为 500mm, 小 头 直 


径 (D 中 为 200mm， 采 用 镀 锌 钢板 风 管 (5=1.2mm)， 咬 口 连接 。 试 计算 其 平均 直径 和 总 展开 面积 。 并 说 明 
怎样 套用 定额。 


【 解 〗】 平 均 直径 (D #)=(D +D 4)/2=(0.5+0.2)/2=0.35(m) 
展开 面积 (F)= n xD +xL ,=3.1416x0.35x32.16=35.36(m°) 

套用 定额 9-4， 基 价 为 503.88 元 ， 人 工 费 乘 以 系数 2.5， 即 245.28х2.5-613.20(). 

(5) 空气 幕 送 风 管 按 风 管 壁 厚 及 截面 形状 使 用 相应 项 目 其 人 江 乘 以 系数 3.0。 

(6) 软 管 接头 使 用 人 造 革 而 不 使 用 帆布 者 可 以 换算 。 

3， 风 管 阀门 制作 安装 

1) 定额 项 目 设置 

(Т) 风 管 阀门 分 制作 安装 和 成 品 安装 两 部 分 5 阀门 制作 安装 适用 于 空气 加 热 器 上 通 阀 、 
FBR MERE ШЕЙ, КАЛПЫН. ЗАС. SA RAE ҮЙ; 
安装 成 品 阀门 适用 于 各 类 调节 阀 И ЖЧ. ЖЕНІЛ ЖА (ӘНАС 2236. & h 
常用 阀门 如 图 7.15 所 示 。 如 需 单独 计算 阀门 制作 工程 内 容 % 可 按 本 册 说 明 中 的 制作 安装 比 
例 划 分 表 内 规定 计算 。 

(2) 防火 阀 制 作 应 上 有 具有 相应 资质 的 单位 进行 ， 本 定额 只 列 成 品 安装 ， 未 列 制作 项 目 。 


H ò o 









































(а) НИК|М (b) Bi Ін (с) EER 
(d) ІМ (е) ҢЫ (D К 


715 各 种 常用 阀门 
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2) 项 目 工作 内 容 

(1) RIRE: ЖОН. FEF. ИЕН. МК. ҮР. Б. Ят. Жалт hi. 
ШЕ# 
(2) 阀门 安装 : 钻 法 兰 孔 、 加 垫 、 对 口 、 上 螺栓 、 紧 固 、 试 动 。 
(3) 余 压 阀 安装 ， 配 合 预 留 孔 洞 ， 短 管制 安 及 除 锈 、 刷 漆 ， 木 框 埋设 、 刷 防火 涂料 、 
阀 体 及 配套 风口 安装 。 

(4) 电动 执行 机 构 安装 : 设备 开 箱 、 检 查 、 执 行 机 构 安 装 、 接 线 、 调 整 校 验 、 支 架 制 
安 、 除 锈 、 刷 漆 。 

3) 工程 量 计算 规则 

(Т) 各 类 阀门 的 制作 安装 和 成 品 阀门 安装 ， 均 按 阀 门 规格 型 号 、 截 面 尺 寸 / 周 长 或 直径 ) 



































以 “个 ”为 计量 单位 。 Қ» 
(2) 风 管 阀门 电 ( 气 ) 动 执行 机 构 安 装 均 以 “ 套 ” 为 计量 
4) 定额 应 用 中 的 注意 事项 ` 








(1) #ЖА ИП ЗЕ Н ЖЕНЕ НИ РАЙДА ЕДШ: MRI. Ер, BAAS R A eds 
不 分 圆 形 或 方 矩形 ， Rm oe 

(2) 按 规范 规定 防火 阅 ie o 
刷 漆 。 АҚ 
(3) 电 ( 气 ) 动 执行 机 构 不 分 型 ТІЛШЕ 电气 部 分 的 安装 执行 定额 《第 四 
Паста аа ХХ 
(4) HERMIE ARAIDH НРМ ИА ds БЕЛУ eur Hilai. 
(5) 风 辣 制 作 安装 项 目 中 忆 u 括 了 型 钢 和 板材 的 除 锈 、 刷 漆 ， 不 得 重复 计算 。 

Ж е 


Lausa “л | АС 


如 图 7.14 所 示 ， 图 中 蝶阀 为 成 品 安装 ， 应 如 何 套用 定额 ? 
Ж: 从 图 中 可 知 ， 该 蝶 阁 周 长 为 2x(630+500)=2260(mm)， 套 用 定额 9-125( 周 长 2400mm 以 内 )， 数 量 
为 1 个 。 






































4. 风口 制作 安装 


1) 定额 项 目 设置 

本 定额 分 风口 制作 安装 和 成 品 风口 安装 两 部 分 ， 包 括 各 种 百叶 风口 、 散 流 器 、 和 矩形 送 
风口 、 和 矩形 空气 分 布 器 、 插 板式 风口 、 旋 转 吹风 口 、 单 双 面 送 吸 风口 、 活 动 算 板 型 风口 、 
网 式 风口 、 钢 百叶 窗 、 条 颖 型 风口 的 制作 、 安 装 ， 以 及 多 叶 排 烟 口 、 板 式 排 烟 口 的 安装 。 
各 种 常用 风口 形状 如 图 7.16 所 示 。 

2) 各 项 目的 工作 内 容 

(1) 风口 制作 : 放样 、 下 料 、 开 孔 、 制 作 零 部 件 、 网 框 叶片 、 钻 孔 、 组 合成 型 及 除 锈 、 
刷 漆 。 

(2) 风口 安装 : 对 口 、 加 垫 、 上 螺栓 找 正 、 固 定 、 试 动 、 调 整 。 

(3) 多 叶 排 烟 口 安装 : 配合 预 留 孔洞 ， 金 属 框架 制 安 、 除 锈 、 刷 潜 、 墙 上 剔 槽 、 钢 丝 


IONNNNNNNNN 
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绳 套 管 及 控制 盒 埋 设 ， 排 烟 口 本 体 及 配套 铝 合金 风口 ， 以 及 远程 控制 装置 安装 、 机 械 试 动 。 
3) 工程 量 计算 规则 
(1) 各 类 型 的 风口 制作 安装 和 成 品 风口 安装 ， 均 按 其 规格 型 号 、 截 面 尺 寸 分 列 定额 项 





目 ， 以 “个 ”为 


计量 单位 。 





(2) 钢 制 百叶 窗 按 框 内 面积 列 定额 项 目 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 


Ei 
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(е) 方形 散 流 器 (O 圆 形 百叶 风口 ODARA 
Lu | 
5 щш ей УУ ХЕ 
Deanne o 4% 


(с) 矩形 散 流 器 А (d) 圆 环形 散 流 器 


(h) 条 颖 形 散 流 器 


GAL 
(р аявай У. ЗЕЕ. снр. 
O ЖИЙИ, ИК, REA АКЕ ИЕ ЗЕЕ ВРВНИ ЗЕ В, ФЩ 
板材 含量 乘 以 01679( 比 重 换算 系数 )， 价 格 据 实 结算 。 
2) 工程 量 计算 规则 
各 类 风 帽 均 按 风 帽 的 设计 型 号 规格 分 列 项 目 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 的 规定 。 


6， 章 类 制 


£ 安装 


<+ 


1) 定额 项 目 设置 


本 定额 时 类 
调节 阀 、 皮 带 防 
2) THE} 
ЖЕЙИН +! Ж 





{ЕЗЕН бй ӨНЕ. ШАА, (ай, т 88. RR pus 





- 算 规 则 


7. 消声器 制作 安装 
1) 定额 项 目 设置 
(1) 定额 分 为 消声器 制作 安装 和 成 品 消声器 安装 两 部 分 ， 分 别 包括 片 式 消声器 、 弧 形 


声 流 式 消声器 、 
7.18 所 示 。 
(2) 消声器 
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微 穿孔 板 消声器 和 消 声 弯 头 安装 。 各 种 消声器 如 





制作 安装 、 消 声 静 压 箱 安 装 分别 适 用 于 成 品 安装 。 


护 单 、 电 动机 防 雨 量 等 制作 安装 和 不 锈 钢 排 气 日 安装 。 


制作 安装 应 按 其 成 品质 量 以 “100kg” 为 计量 单位 计算 。 





图 7.17 所 示 ， 消 声 弯 头 如 


吸 声 材料 











НН 
(га 
ЖАГАГА 


3211 





Okana ® 片 式 及 蜂窝 式 消声器 


шу; 
=== ss “p 
=s 


(с) 折 板式 消声器 (d) 迷宫 式 消声器 KAO 管 式 消声器 实物 照片 
Ç 
ай Š 











(g) 抗 性 消声器 示意 图 (h) 共振 消声器 结构 示意 图 
图 7.17 消声器 及 其 示意 图 


D шп Гу 


图 7.18 HESA 

2) 工程 量 计算 规则 

а) 消声器 制作 安装 按 型 号 及 周 长 以 “组 ”为 计量 单位 ， 消 声 弯 头 按 周 长 以 “个 ”为 
计量 单位 。 

(2) 原 定 额 消声器 制作 安装 是 以 “100kg” 为 计量 单位 的 ， 本 定额 均 改 编 为 以 “组 ”为 
计量 单位 。 

8. 通风 空调 设备 及 部 件 制作 安装 

本 章 定额 分 为 通风 空调 设备 安装 和 部 件 制作 安装 两 部 分 ， 适 用 于 工业 与 民用 工程 通风 
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空调 系统 中 各 类 设备 、 部 件 的 制作 安装 。 

1) 通风 空调 设备 安装 

(1) 定额 项 目 设置 。 

通风 空调 设备 安装 项 目 包 括 空气 加 热 器 (冷却 器 )、 通 风机 、 空 气 幕 、 空 调 器 、 除 尘 设 
备 、 风 机 盘 管 安装 。 图 7.19 一 图 7.26 为 上 述 部 分 通风 空调 设备 图 。 


2” 








87.22 ” 袋 式 除尘 器 





(а) 立 柜 式 室内 机 (b) 壁挂 式 室 内 机 (с) 壁挂 式 和 立 柜 式 室外 机 (d) “一 拖 一 ”连接 方式 





8723 ”壁挂 式 和 立 柜 式 空调 器 
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-工作 任务 7“ \、 通风 空调 工程 定额 计价 
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(а) 分 段 全 功能 组 装 式 空调 箱 示意 图 





(b) 组 装 式 空调 箱 实物 图 


图 7.24 分 段 组 装 式 空调 箱 








图 7.25 风机 盘 管 ( 卧 式 暗 装 ) 
1 一 出 风 栅 格 ， 2 一 控制 器 ，3 一 盘 管 ， 4 一 凝 水 盘 ; 5 一 低 噪 声 电动 机 ;6 一 风机 ;7 一 空气 过 滤器 ;8 一 箱 体 








(a) 水 冷 活 塞 式 冷水 机 组 (b) 风 冷 活塞 式 冷水 机 组 (с) 水 冷 螺杆 式 冷水 机 组 
图 7.26 各 种 冷水 机 组 
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(d) 风 冷 螺杆 式 冷水 机 组 (е) 单 级 离心 式 冷 水 机 组 (f) 双 级 离心 式 冷水 机 组 
图 7.26 各 种 冷水 机 组 ( 续 ) 


(2) 工程 量 计算 规则 。 

@ 空气 加 热 器 、 A 以 “ 台 ” эин. 

@ 风机 安装 按 设计 不 同型 号 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 < < 

© 整体 式 空调 机 组 、 неа алан); 风量 或 安装 方式 不 同 ， 分 
别 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ， 分 段 组 装 式 空调 器 按 质 量 以 《i00kg” 为 计量 单位 ， 
Ф 风机 盘 管 、 空 气 幕 安装 按 安装 方式 不 同 ТЫ ”为 计量 单位 。 
2) 通风 空调 部 件 制作 安装 
а) КЫША 门 、 挡 水 板 、 滤 水 器 、 溢 水 盘 、 电 加 热 器 外 
、 金 属 空调 器 这 体 等 制作 安 Е 
0) 滤 水 器 、 алаа ы ЖР 


9. ясала анаған с> L 


1) AUNT Уу 
=. шаң 化 风 管 、 АДЫ " 铝 制 孔 板 风口 制作 安装 ， 以 及 高 、 中 、 低 效 
算 








Б 


过 滤器 ， 洁 争 化 工作 台 ， 风 淋 室 安装 > 

2) 工程 量 计算 规则 

(1) 风 管 制作 安装 不 分 截面 形状 及 尺寸 ， 均 以 钢板 厚度 编列 。 风 管 以 设计 图 示 中 心 线 
长 度 及 风 管 规格 按 展 开 面积 计算 ， 包 括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地 方 等 管件 的 长 度 ， 不 
扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 吸 风口 等 所 占 面 积 ， 以 “10m2” 为 计量 单位 。 计 算 长 度 时 应 扣除 
各 部 件 所 占 长 度 。 其 他 规定 同 本 册 第 一 章 薄 钢 板 风 管 制作 安装 的 工程 量 计算 规则 。 

(2) 高 、 中 、 低 效 过 滤器 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ， 过 滤器 框架 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

(3) 净化 工作 台 安 装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ， 风 淋 室 安装 按 不 同 质量 以 “ 台 ” 为 计量 单 
位 ; 洁净 室 安装 按 质 量 计算 ， 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

3) 定额 应 用 中 的 注意 事项 

(1) 圆 形 风 管 与 矩形 风 管 执行 同一 项 目 。 

(2) 净化 通风 管道 制作 安装 定额 中 包括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地 方 等 管件 及 法 兰 、 
加 固 框 和 吊 托 支架 ， 不 包括 过 跨 风 管 落地 支架 。 落 地 支架 执行 设备 支架 。 

(3) 过 滤器 、 净 化 工作 台 、 风 淋 室 均 按 成 品 考虑 。 

© 低 效 过 滤器 是 指 M-A 型 、WL 型 、LWP 型 等 系列 。 

© 中 效 过 滤器 是 指 ZKL 型 、YB 型 、M 型 、ZX-1 型 等 系列 。 
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-工作 任务 了““、 通 凡 空 调 工程 定额 计价 ANN 


© 高 效 过 滤器 是 指 GB 型 、GS 型 、JX-20 型 等 系列 。 

@ 净化 工作 台 是 指 XHK 型 、BZK 型 、SXP 型 、SZP 型 、SZX 型 、SW 型 、SZ 型 、 
SXZ 型 、TJ 型 、CJ 型 等 系列 。 

(4) 过 滤器 、 洁 净 设 备 安装 中 所 用 螺栓 、 垫 料 、 密 封 胶 是 按 产 品 随 箱 供应 考虑 的 。 

(5) 定额 按 空气 洁净 度 100000 级 编制 。 


өше 


空气 过 滤 设 备 主要 有 过 滤器 ， 起 净化 空气 的 作用 ， 它 将 含 尘 量 不 大 的 空气 ( 几 毫 克 每 立方 米 ) 经 净化 后 
送 入 室内 。 常 用 的 空气 过 滤器 按 性 能 分 为 粗 效 过 滤器、 中 效 过 滤器 、 高 中 效 过 滤器 、 亚 高 效 过 滤器 和 高 效 过 
REF. 

对 于 舒适 性 空调 系统 ， 常 用 粗 效 过 滤器 和 中 效 过 滤器 作 进 风 过 滤器 用 < -em 的 空气 过 滤 设备 
除了 有 上 述 几 种 外 ， 还 有 净化 工作 全 和风 淋 室 。 Ку 

1， 粗 效 过 滤器 

粗 效 过 滤器 的 主要 作用 是 除 掉 Sum 以 上 的 大 颗粒 灰尘 ， М сык 以 保护 中 效 、 
高 效 过 滤器 和 空调 箱 内 的 其 他 配件 并 延长 其 使 用 寿命 。 5 

粗 效 过 滤器 类 型 主要 有 浸 油 金属 网 格 过 滤器 、 填充 式 过 滤器 、 粗 中 孔 泡沫 塑料 过 滤器 和 滤 
材 自动 卷 绕 过 滤器 等 ， 如 图 7.27 所 示 , 其 常 ы 型 自动 卷 绕 式 人 字形 空气 过 滤器 、TJ-3 型 自 





空气 过 滤 设 备 





动 卷 绕 式 (平板 式 ) 空 气 过 滤器 、 маз; 玻璃 纤维 过 滤器 、YP 型 泡沫 塑料 过 滤器 和 CW A 
式 或 板式 ) 过 滤器 等 。 

2， 中 效 过 滤器 y XS ХЕ 

АНЕ ҮҮ ит ьвкевя, КИРГ УГ 间 过 
滤器 。 其 目的 是 减少 高 效 过 мг, 4. EPRE PRERNA. 

RARR ARANA E. аж 、 丙 纶 、 晴 纶 等 原料 制 成 的 合成 纤维 (俗称 无 
纺 布 )， 其 常见 类 型 有 :YRFI ú. IV 型 泡沫 闻 sus YB 型 玻璃 纤维 过 滤器 ( 抽 居 式 或 
袋 式 ) 和 YZG 型 过 滤器 (平板 式 ) 等 ， 如 图 7.28a) 所 示 。 

3， 高 中 效 过 滤器 

高 中 效 过 滤器 能 较 好 地 去 除 1 hm 以 上 的 灰尘 粒子 ， 可 以 作 洁 净空 调 系统 的 中 间 过 滤器 和 一 般 过 滤 通 
风 系 统 的 未 端 过 滤器 。 这 种 过 滤器 的 滤 料 有 玻璃 纤维 、 中 细 孔 泡沫 塑料 和 涤纶 、 丙 纶 、 晴 纶 等 原料 制 成 的 
合成 纤维 。 

4， 亚 高 效 过 滤器 

亚 高 效 过 滤器 能 较 好 地 去 除 0.5 hm 以 上 的 灰尘 粒子 ， 可 以 作 洁净 空调 系统 的 中 间 过 滤器 和 低级 别 净 
化 空调 系统 (>100000 级 ) 的 末端 过 滤器 。 这 种 过 滤器 的 滤 料 有 超 细致 璃 纤维 、 超 细 石 棉 纤维 和 滤纸 过 滤 材 
料 等 。 

5， 高 效 过 滤器 

高 效 过 滤器 是 洁净 空调 系统 的 终端 过 滤 设 备 和 净化 设备 的 核心 ， 能 去 除 0.5 pm 以 下 的 灰尘 粒子 。 这 
种 过 滤器 的 滤 料 有 超 细 玻 璃 纤维 、 超 细 石 棉 纤维 和 滤纸 类 过 滤 材 料 等 .其 常见 类 型 有 : GB 型 (有 隔 板 、 折 
R)I GWB 型 (无 隔 板 、 折 赫 式 ) 等 ， 如 图 7.28(b) 所 示 。 
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(а) 粗 效 净 化 器 1 (b) 粗 效 净化 器 2 (а) 中 效 袋 式 净化 器 (b) 高 效 隔 板 净化 器 
07.27 粗 效 过 滤器 图 图 7.28 ”中 效 过 滤器 和 高 效 过 滤器 


DIDA- 


BEM 从 
кйшй» к. Ит. йл Ай КО 它 可 使 送 风 效 
果 更 加 理想 .在 风机 出 口 处 或 在 空气 分 布 器 前 设置 静 压 箱 并 料 ， 可 同时 起 到 稳定 气流 的 作用 和 
消声器 的 作用 ， 因 此 其 也 被 称 为 消 声 静 压 箱 ， KR Ж 






ШТІ отк клк н 
ней 
1) 定额 


项 目 包括 不 锈 钢板 风 管 和 圆 形 法 兰 。 

不 锈 钢板 通风 管道 适用 于 电焊 接 形式 ， 法 兰 制作 安装 还 适用 于 手工 氮 弧 焊 和 电焊 。 

2) 工程 量 计 算 规 则 

(П) 不 锈 钢 通风 管道 制作 安装 中 不 包括 法 兰 和 吊 托 支架 ， 可 按 相 应 定额 以 “10m2 ”为 计 
量 单位 另行 计算 。 法 兰 按 “100kg” 计 算 。 

(2) 其 他 规定 可 参见 定额 第 一 章 薄 钢板 通风 管道 制作 安装 。 


DO Oe 


不 锈 钢 风 管 
Teads 酸 及 破 性 溶液 或 其 他 介质 中 有 较 高 的 化 学 稳定 性 ， 在 高 温 下 具有 耐酸 碱 腐蚀 能 力 ， 
气体 的 通风 系统 


















П. 铝板 通风 管道 及 部 件 制作 安装 
1) 定额 项 目 设置 
项 目 包括 铝板 风 管 和 法 兰 安装 。 
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2) 工程 量 计算 规则 

(1) 铝板 通风 管制 作 安 装 ， 圆 形 风 管 按 直 径 及 壁 厚 ， 和 矩形 风 管 按 截面 周 长 及 壁 厚 分 别 
编列 ， 均 以 “10m2” 为 计量 单位 。 其 工程 量 计算 其 他 的 规定 均 同 第 一 章 薄 钢板 风 管制 作 
安装 。 

(2) 法 兰 分 圆 形 、 和 矩形 ， 按 单个 质量 3kg 以 上 、3kg 以 下 编列 定额 项 目 ， 以 “100kg” 
为 计量 单位 。 

3) 定额 应 用 时 应 注意 的 问题 

(1) 风 管 制作 安装 项 目 中 包括 管件 ， 但 不 包括 法 兰 和 吊 托 支架 ;法 兰 制作 安装 按 本 定 
额 相应 项 目 执行 。 支 架 可 套用 定额 第 一 章 相应 子 目 。 

(2) 风 管 项 目 中 的 板材 如 设计 要 求 厚 度 不 同 ， 可 以 换算 材料 ， 但 人 工 、 机 械 不 变 。 

ите 材料 
乘 以 系数 0.852， 机 械 乘 以 系数 9.242. / 


к 4 
< 说 明 ЖОК 


Хм 
某 工 程 采 用 镀 锌 薄 钢 管 风 管 ， 规 格 为 eesti naa 75.82m2， 设 计 说 明 称 “ 采 用 手工 氨 弧 焊 
"4 


























连接 "， 试 计算 该 分 项 工程 人 工 、 材 料 和 机 柜 调 整 所 的 数量 . 

【 解 〗 工 程 量 调整 归根 结 底 是 其 价 tA .根据 所 在 地 单位 估价 表 规定 (本 题 参 考 湖北 省 2013 
年 单位 估价 表 ) 制 作 安装 每 10m? 风 管 基体 为 X1682.33 ОЖ 8а 9 7121), ФАТ Ж 1194.66 元 ， 
нашаны A RR 依据 定额 规定 ， 其 价 
值 调整 为 r = 

Ж жуына 3=23980.87( 元 ) 
` / ж 

其 中 : < AA 
xO J> AT #=1194.66x(75.82/10)x1.154=10452.83(70) 
/ 材料 费 =302.5x(75.82/10)x0.852=1954.11( 元 ) 

机 械 费 =165.17x(75.82/10)x9.242=11573.93( 元 ) 


OD CY EE 


铝板 风 管 
由 于 铝 的 强度 低 ， 故 其 用 途 受到 限制 ， 因 此 铝板 风 管 以 铝 为 主要 材料 ， 加 入 一 种 或 几 种 其 他 元 素 ( 如 
铜 、 镁 、 鳃 等 ) 制 成 铝 合金 。 铝 合金 有 足够 的 强度 ， 单 位 质量 较 小 ， 塑 性 及 耐 腐 蚀 性 能 也 很 好 ， 易 于 加 工 
成 型 ， 且 摩擦 时 不 易 产 生火 花 ， 常 用 于 通风 工程 中 的 防爆 系统 风 管 。 


Tennnnnnnnnnennnnennnnnn 





12. 塑料 通风 管道 及 部 件 制作 安装 

1) 定额 项 目 设置 及 适用 范围 

(1) 分 塑料 通风 管道 和 部 件 制作 安装 两 部 分 ， 风 管 包括 塑料 圆 形 、 算 形 风 管 ， 部 件 包 
括 各 类 空气 分 布 器 、 散 流 器 、 插 板式 风口 ， 各 类 风 阀 、 风 帽 、 风 晶 、 柔 性 接口 和 伸缩 节制 
作 安 装 等 项 目 。 

(2) 各 项 目 适用 于 热风 焊接 施工 方法 。 
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2) 定额 工作 内 容 
(Т) 塑料 风 管制 作 : 放样、 锯 切 、 坡 口 、 加 热 成 型 ， 制 作法 兰 、 管 件 ， 钻 孔 、 组 合 焊接 。 
(2) 塑料 风 管 安装 : 就 位 、 制 热 、 垫 执 、 法 兰 连 接 、 找 正 、 找 平 、 固 定 。 
(3) 部 件 制作 安装 : 放样 、 下 料 、 锯 切 坡 口 、 钻 孔 、 组 对 焊接 、 组 装 就 位 、 垫 热 、 找 
正 、 紧 固 螺栓 、 试 动 。 
3) 工程 量 计 算 规 则 
(Т) 塑料 风 管制 作 安装 ， 圆 形 风 管 按 直 径 及 壁 厚 ， 矩 形 风 管 按 周 长 及 壁 厚 分 别 编列 项 
目 ， 均 以 “10m2” 为 计量 单位 。 其 工程 量 计 算 的 其 他 规定 均 按 定额 第 一 章 薄 钢 板 风 管制 作 
安装 项 目 规定 。 
(2) 塑料 通风 管道 制作 安装 不 包括 吊 托 支架 ， 吊 托 支架 可 按 相 应 定额 以 “100kg” 为 计 
量 单位 另行 计算 。 Ó, 
СД лон ы y Wo uns 
质量 可 根据 本 册 定 额 附录 二 计算 。 ху) 


























4) 定额 应 用 中 的 注意 事项 
(1) 风 管 项 目 规格 表示 的 直径 为 内 径 ， 周 长 六 岗 周 长。 
的 PR ве 框 ， 但 不 包括 吊 托 支架 。 
O) JABIER H ERGE EA, 如 设计 要 求 友 度 不 同 ,可 以 换血 ， 人 工 、 

机 械 不 变 。 УМ I 

(D дененін, шийки. йд, BATEE, 


ө®ө® ө®---: сенше 
A ) т y 


киял ехасялғ. еа ZRNE PARNANENIENTER. сеж 















通 酸 类 、 碱 类 和 用 下 ， 有 良好 的 化 学 稳定 性 |“ 有 一 定 力学 强度 、 弹 性 和 良好 的 耐 腐蚀 性 ， 便 于 加 工 
成 型 ， 在 通风 空调 工程 中 被 广泛 应 用 。 
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13， 玻 璃 钢 通 风 管 道 及 部 件 安装 


1) 定额 项 目 设置 

玻璃 钢 通 风 管 安装 包括 玻璃 钢 圆 形 、 和 矩形 风 管 。 

2) 工程 量 计算 规则 

(1) 圆 形 风 管 按 直 径 、 和 矩形 风 管 按 截 面 周 长 分 别 编列 ， 均 以 “10m?” 为 计量 单位 。 其 
工程 量 计算 的 有 关 规 定 与 定额 第 一 章 薄 钢板 风 管 制 安 的 规定 相同 。 

(2) 玻璃 钢 部 件 均 以 单 件 质量 套用 定额 ， 均 以 “个 ”为 计量 单位 。 

3) 定额 应 用 中 应 注意 的 问题 

(Т) 玻璃 钢 通风 管道 安装 项 目 中 ， 包 括 弯 头 、 三 通 、 变 径 管 、 天 圆 地 方 等 管件 的 安装 
及 法 兰 、 加 固 框 和 吊 托 架 的 制作 安装 ， 不 包括 过 跨 风 管 落地 支架 。 落 地 支架 按 定额 第 一 章 
支架 项 目 计算 。 

(2) 本 定额 玻璃 钢 风 管 及 管件 按 设 计 工 程 量 加 损耗 外 加 工 订 做 ， 风 管 修补 费用 应 按 实 
际 发 生 ， 计 算 在 主 材 费 内 。 






























































ШРИ тт 


O 风 管 项 目 规格 表示 的 直径 为 内 径 ， 周 长 为 内 周 发 。 
© @% @- 
заняла 


玻璃 钢 通风 管道 是 用 耐酸 ( 耐 碱 ) 合 成 树脂 和 玻璃 布 粘 接 压 制 而 成 的 ， 其 显著 特点 是 具有 良好 的 耐酸 碱 











14. 复合 型 风 管 制作 安装 


D 定额 项 目 设置 
复合 型 风 管 包括 玻 纤 复合 型 风 管 、 玻 镁 复合 型 风 管 、 双 面 铝 条 符合 风 管 、 彩 钢 复合 风 
管制 作 安装 。 ‚ ХО» 
2) 工程 量 计算 规则 / ху 
Штат 为 计量 单位 。 
З) 定额 应 用 中 应 注意 的 问题 ‚А 
ИН 8162320 ое, А 


、，， 滥 合 型 风 管 -, 
кемиле нњиднав я, ТЕПТІ 外 面 是 双 层 铝箔 ， 里 面 是 
聚氨酯 泡沫 的 风 管 ， 其 特点 是 自重 轻 v 制作 方便 、 жокда, 常用 于 防 尘 要 求 较 高 的 空调 系 
统 和 温度 在 -10~70 必 以 下 的 研 腐 他 系统 -XX 


ОТИТ 




















7.2.3 нс аи А 
1， 定 额 说 昌 


本 部 分 内 容 执行 的 是 《第 八 册 ”工业 管道 工程 》 定 额 ， 因 其 与 通风 空调 工程 联系 紧密 ， 
故此 本 书 将 其 放 在 本 工作 任务 讲解 。 

本 部 分 定额 适用 于 集中 或 半 集 中 式 空调 系统 的 室内 空调 供水 ( 含 凝结 水 ) 管 道 安装 ， 其 
室外 管道 使 用 第 八 册 定 额 相应 项 目 。 

2 管道 定额 的 界线 划分 

(1) 室内 、 室 外 管道 以 入 口 阀门 或 建筑 物 外 墙 皮 1.5m 为 界 。 

(2) 与 工业 管道 界线 以 空调 、 制 冷 机 房 (站 ) 外 墙 皮 1.5m 为 界 。 

(3) 与 设 在 高 层 建 筑 内 的 机 房 (站 )、 间 管道 界线 ， 以 站 间 外 墙 皮 为 界 。 

3. 定额 应 用 中 应 注意 的 问题 

а) 管道 安装 定额 中 均 已 包括 了 管道 、 管 件 安装 ， 水 压 试 验 与 冲洗 ， 碳 钢管 ( 非 镀 锌 ) 
除 锈 刷 底 漆 ( 防 锈 漆 两 道 )， 以 及 管道 支 ( 吊 ) 架 的 制作 安装 及 其 支 ( 吊 ) 架 的 除 锈 刷 漆 ( 防 锈 漆 与 
银 粉 各 两 道 )。 但 不 包括 法 兰 、 阀 门 以 及 补偿 器 、 过 滤器 等 管 路 配件 ， 其 应 按 设 计 用 量 和 本 
册 定 额 相应 项 目 计算 。 
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EL 2 & T EHE ЗІНІ 
kaa] 

(2) 管道 穿 墙 (或 楼 板 ) 设 置 钢 套 管 、 穿 越 地 下 宣 墙 或 基础 外 墙 设置 防水 套 管 时 ， 按 《第 
АЖ ”工业 管道 工程 》 相 应 定额 项 目 计算 。 

(3) 管道 绝热 及 绝热 外 保护 层 按 定额 《第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 相 应 定 
额 项 目 计算 ， 绝 热 用 木 托 ( 垫 ) 按 实际 用 量 另 计 材 料 费 。 

(4) 空调 箱 、 风 机 盘 管 等 空调 设备 安装 使 用 《第 七 册 ”通风 空调 工程 》 相 应 项 目 。 


EO QA Erren 


空调 水 系统 
空调 水 系统 包括 冷 、 热 水 系统 及 冷却 水 系统 ， 冷 凝 水 系统 3 部 分 . 
(1) 冷 、 热 水 系统 。 空 调 冷 、 热 源 制 取 的 冷 、 热 水 要 通 过 管道 输送 到 空调 机 组 或 风机 盘 管 或 诱导 器 等 
末端 处 ， 输 送 冷 、 热 水 的 系统 称 为 冷 、 热 水 系统 。 
(2) 冷却 水 系统 ， 空 调 系 统 中 专 为 水 冷 冷 水 机 组 冷凝 器 、 Г ТООК 



































冷却 水 的 系统 ， 称 为 冷却 水 系统 ， <Ç XN 
(3) 冷凝 水 系统 。 ятла аянына каиф BARATA A 称 为 冷 
凝 水 系统 。 






图 7.30 为 空调 水 系统 的 组 成 及 循环 示意 图 。 





| | 组 合式 
空调 机 


7.30 空调 水 系统 的 组 成 及 循环 示意 图 


7.3 工作 任务 实施 


7.3.1 工作 任务 一 : 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空调 工程 
1 工程 量 计算 ( 表 7-4) 





Ж УЛЛУ IT 


-工作 任务 7““、 通 风 空 调 工程 定额 计价 








表 7-4 通风 空调 工程 量 计算 书 


工程 名 称 : 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空 调 工程 
项 目 名 称 š 


计算 公式 





镀 锌 薄 钢板 风 管 ( 咬 口 )5 =1.2mm 


风 管 截面 ，1250mmx500mm 





1=(3.87-2.255-0.2+0.63+2)(%ЕТЇ# 27 )+(0.75+3)(ЖК. 
平 部 分 =5.21(m) 





F=2x(1.25+0.5)x5.21=18.24(m2) 





BEE RRE O L 1) ó =1.0mm 


镀 锌 薄 钢板 风 管 ( 咬 口 )5 =0;75mm - 36.96 


变 风 量 整体 空调 稍 (机 组 ) 
8000(m/h)/0.6(t) 
阻抗 复合 消声器 制作 安装 


风 管 截面 ，800mmx500mm 





1=3.5+2.6-0.2=5.9(т) 








Е=2х(0.8+0.5)х5.9=15.86(т>) 








风 管 截面 : 800mmx250mm 











L=3.5+(4*2+2+4+4+015)%3+[(4+2+2+4+4+0.5)-2.6] + 
3.6-0.2x3=53.9(m) 
Е-2х(0.8:-0,25)<53.9-114.45(: 

风 管 截面 : 630mmx250mm 
1=(4+0.5-0.5)х4=16(т) 
Е-2х(0.63:-0.25)х16-28.16(т?) 

风 管 截面 ，500mmx250mm 
L=(4+0.5-0.5)x4=16(m) 
F=2x(0.5+0.25)x16=24(m°) 

风 管 截面 :.250mmx250mm 
1=(4+0,5-0.3)х4=16.8(т) 
Е-2>(0:25%:0.25)х16.8-16.8( пт?) 

风 管 截面 : 240mmx240mm( 接 散 流 器 支管 ) 
1-(4.25-3.5:-0.25--2)х24-21(т) 
Е-2х(0.24--0.24)х21-20.16(т?) 











周 长 =2x(1250+500)=3500(mm) 








AB k q 


x(1250+500)=3500(mm) 





对 开 多 叶 风 量 调节 阀 安装 





x(800+250)=2100(mm) 





ii D E AAE ДЕЕ: А 








2x(630+1000)=3260(mm) 





铝 合金 百叶 回 风口 安装 


周 长 =2x(1600+800)=4800(mm) 





铝 合金 方形 散 流 器 安装 
(240mmx240mm) 


周 长 =2x(240+240)=960(mm) 





帆布 软 管 接口 


Е=2х(1.25+0.5)х0.2х3=2.1(т2) 





温度 测定 孔 





风量 测定 孔 





风 管 岩 棉 板 保温 体积 


详 见 “ 工 作 任 务 8"， 本 处 略 





风 管 保温 层 外 玻璃 丝 布 保护 层面 积 





详 见 “ 工 作 任务 8”"， 本 处 略 









ФИН “үн Үн 





БОЯ (шшоосе 5-05 НЕС, 





1100 

















00<с 00єс 1 І #5 19-101 gë НЕ 0510 N Ë 
2 + й тео теи 
= = s Е Р Саша) 
sotl ЕРО I£ 8f 6fT бї |o +01 а Ths-LI 9 
7 Š 4 MAE ае Н УТИ 
> p ()9'0/(u/,u1)0008 
96'0ç 6ТЕ 920562 STEEOE | 96:05 Е61Е ©`ЄЄ0Є 19-2 ç 
“4 100 
FOOSE Ү 
>. лер 








КУЛ 





















































Ib'e6te 168106 |ES'8LEE9 |<806<86 |49" 50142 Е 
69<р ҮР 8585 LLS£r8 116/41 to's 9С012 #01-42 [4 
= 
= 
由 SS 6 6v'LLL 8041 rÜ SLSC т0<с 9С01с 969% Чо! шшщбооос):[{ 3420 0/2 1 
18 Мү шш 1-9) ЖИИ! ЕЗ 
= yg £ 38 ие | йш ya | ， 
кы А #тү ше | wm | ини | итү | ижат | тш ОРА ЕЧ аш |аш 
H ETES Na > 
К -一 
ІК Z 
КЕЗ Ишт Ж S-L% 


项 


(S-L зр) ет РИ ЭУЕ HA СС 








、 通风 空调 工程 定额 计价 У 





工作 任务 了 





969016 


“КН ІН 





EL'TH86L 





























STTH8S 





ВЕР 





sa W Їй УБ ЧОЙ 





¿VNI 











8€ €l 





ye er 
ter 











єєє-2 
єєє-2 








106 


6:08 


8Z 00 


£ 








IS-LIO 
ША) 








0 


еті 


£5°66 








(мүл шшоосс EY 


SLS-LD 








(MY шшооєє ARONA 





ELE-LI 
































troe 8С6<1 217561 r + шшоовг) шм. Ма ии iseto | ú 
ЕРП 2276 <6%<01 + | (Mya шшооое (by | 68242 | 01 
200 
^ } Ян КҮНІ y- 
0012 І у + шш0066 31 (88 Y инер 6 
号 r 号 Š 
ЕН итү | 1% аат түн HARE аш еш 











жи 




















ЖТИ ЦАТ ИГҮ ЕНГ 


МЭЭ 


N 


SS 


N 


175 ÑŠ 


建筑 安装 工程 计量 与 计价 
kz] 





7.3.2 工作 任务 二 : 某 办 公 楼 (一 层 部 分 房间 ) 风 机 盘 管 工程 
某 办 公 楼 (一 层 部 分 房间 ) 风 机 盘 管 工程 工程 量 计算 见 表 7-6. 
表 7-6 风机 盘 管 工程 量 计算 书 
工程 名 称 ; 某 办 公 楼 ( - 层 部 分 房间 ) 风 机 盘 管 工程 





Діл 











项 目 名 称 计算 公式 
š à 风 管 截面 : 1000mx200mm 
| т ко 1-(1.75-0.30%(3.2-0.20-2.70)|х7-12.25(т) 





Е=2х(1.0+0.2)х12.25=29.40(т?) 





КЕЖЕ ЛД F 








Е-Е EE 
铝 合金 百叶 送 风口 安装 ( 周 长 周 长 : 2x(1000+200)=2400(mm) 


2400mm 
铝 合 金 百叶 安装 ( 周 长 
тақша ын 周 长 : 2>(400::250)-1300(тт) 
1300mm) 
1000mmx200mmx300mm 

месіне иеді Е-2х(1.0%0.2)<0.2)х7-3.36(т?) 
ДА 接口 制 
要 布 软 管 接口 制作 安装 1000mmx200mmx300mm 





F=|2x(1.0+0.2)x0.3]x7=5.04(m° 
ANER ra 
НЕСИЕ ооо ТЕТІ ТІ, 


ЖЕ) 
连接 )DN100 一 一 (0.25+3.70)( 供 水 )+(0.40+0.30+3.70+0.24+0.18)( 回 水 ) 


镀 锌 钢管 
Ф)ОЬ80 (т [921 | (0.24+0.41)( 供 水 )F(0.28+0.14+5.10+0.14+2.90)( 回 水 ) 
连接 )DN70 (0.1455.107014)0% Ж) 


2.90( ЖЯ )+(3.10+0.24)( КЖЕ )+ 
管 (螺纹 连接 )DN50 21.51 | (0.40+0.20+0.60+2.25+3.80+3.40+3.80+0.20+ 
0:18:0.44Х(|ғ1 ЖЕ) 
%. {840+3.80)( 供 水 左 )+[1.00+0.98+ 
搂 )PN40 | m [ud G.10-1.10)]( 凝 结 水 ) 


"иан Бы 3.80( 回 水 左 )+(0.14+2.90)( 回 水 右 )+ 
ЗА ЕГИ ИЗ? 
жакны? ЕЗІ {320+2.124(3.10-1.10уЖЕ# ЖӘ) 


Белдік гін теа» (3.80+0.24)( 供 水 左 )+3.40( 回 水 左 ) 
а у ЖЕЕ 
镀 锌 钢管 (螺纹 连接 )DN25 +(2.95+3.10)( 凝 结 水 ) 















13.49 





左 )+5.10( 回 水 右 )+4.60( 凝 结 水 ) 








管 ( 供 0.21+3.0+ 回 3.00+0.14+ 0.50)x2 











койбо 
быны Р Ормо (E 2.05+|F] 2.50:462.10)<4 











F(t 1.201] 1.10+8£ 0.43) 















































Й DN100( 管 井 内 ) P 2 
DN80 个 2 
1525 i DN50 T 2 
tA HERI DN20 + 15 
YY 型 过 滤器 DN20 个 7 
自动 排 气 阀 DN20 Ж 1 
金属 软 管 ( 丝 接 ) Ж 14 
橡胶 软 管 ( 丝 接 ) ж 7 
一 般 穿 墙 套 管 DN100 * 2 |#1 回 1 
一 般 穿 墙 套 管 DN20 21 | 供 7 回 7 #7 
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本 工作 任务 介绍 了 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 ”第 七 册 ”通风 空 
调 工程 》 的 定额 内 容 、 工 程 量 计算 规则 及 定额 使 用 中 应 注意 的 问题 ， 以 典型 工作 项 目 为 载 
体 对 计算 规则 应 用 进行 进一步 深化 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 基本 具备 编制 通风 空调 


工程 施工 图 预算 的 能 力 。 
КТ Б Ж ҤЕ | 
请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 独 立 完 成 下 面 的 工程 案例 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
1， 工 程 基本 概况 К^ 
图 731 таа 498236 ЭЕ ТЕ ИЙТ BN H Р 1 为 新 风机 组 ， 规 格 为 
3000m'/0.3t; 2 为 阻抗 复合 消声器 ,规格 为 1760mmx500mm(H); 3 9% 01424114741, 
规格 为 430mmx430mm; 4 为 百叶 新 风口 ， 规 格 为 430mimx430mm: 5 为 风量 调节 阀 ， 规 格 
为 240mmx240mm; 6 为 方形 散 流 器 ， 规格 为 240mmx240mm。 以 上 设备 及 配件 均 为 成 品 安 
装 。 风 管 采用 镀 锌 薄 钢 板 ， 板 厚 为 0.75mm WOEDE. 
(4) ONE 














































































(b) [一 [剖面 图 
图 7.31， 某 单位 办 公 室 舒 适 性 空调 工程 平面 图 及 剖面 图 
2. 工作 任务 要 求 
(1) 按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 的 有 关内 容 计 算 工程 量 。 
(2) 套用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 算 直 接 工 程 费 (本 案例 暂 
不 计 主 材 费 ， 但 应 计算 主 材 消耗 量 )。 
























































工作 任务 8 


ік 
工程 定额 计价 — 


а) жаға. ЖУ 
ж. отыз 
及 使 用 定额 的 注意 事项 ; 

02). 家 握 其 工程 量 计 
HAARAAN 


ТЕТІ 
ж. м. қан 


ЖАН 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 





8.1.1 


“ 


工作 任务 8 一 


8.1 布置 工作 任务 


工程 基本 概况 
工作 任务 4? 中 的 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 中 ,地沟 内 回 水 干 管 采用 橡 塑 保温 ( 厚 30mm), 











外 缠 玻 璃 丝 布 一 层 ， 再 刷 沥青 漆 一 道 。 地 上 管道 人 工 除 微 锈 后 刷 红 丹 防 锈 漆 两 遍 ， 再 刷 银 
粉 两 遍 。 散 热 器 安装 后 再 刷 银 粉 一 遍 。 


8.1.2 


工作 任务 要 求 


按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 ”第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 
热 工程 》 的 有 关内 容 列 项 ， 计 算 工程 量 刷 油 、 防 腐蚀 、 жааб, 


8.2.1 


1 


Ж. 


2. 





8.2 相关 知识 学 КА 


刷 油 、 防 腐蚀 、 каш: да аы 
定额 的 内 容 


刷 油 、 防 腐蚀 、 we = 
Ж} 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 定 
刷 油 工 程 和 绝热 工程 。 ЖИЕН - 务 只 对 这 三 BE 


洒 册 定额 共 11 Жу 内 容 较 多 但 最 常用 的 是 除 锈 工 


使 用 定额 的 注意 于 项 


(1) 本 定额 中 的 дені 十 构 划分 为 一 般 钢 ші 管 廊 钢 结构 、H 型 钢 制 钢 结构 (包括 大 于 
400mm 的 型 чета, HARFE, ВТА. Н. RTENE o 
Д 


(2) 在 使 
子 、 平 台 、 栏 杆 及 管道 支 吊 架 仍 使 用 一 般 钢 结构 定额 项 目 (包括 除 锈 、 刷 油 、 防 腐蚀 )， 同 时 管 


时 ， 除 上 面 提 到 的 管 询 钢 结 洁 构 要 按 系 数 调整 外 ， 还 要 注意 管 廊 钢 结构 中 的 








首钢 结构 中 若 有 H 型钢 或 边 长 大 于 400mm 的 型 钢 ， 这 部 分 结构 则 要 使 用 Н 型 钢 制 钢 结构 定额 。 
(3) 用 管材 制作 的 钢 结构 (如 火炬 塔 钢管 架 ) 除 锈 、 刷 油 、 防 腐蚀 ， 按 管材 套用 相应 管道 


定额 子 目 并 乘 以 系数 1.20。 





























(4) 本 定额 的 工程 量 计算 规则 中 列 出 了 管道 、 设 备 、 阀 门 等 的 刷 油 面 积 或 绝热 层 、 保 
































积 、 体 积 工程 量 计算 公式 ， 其 中 设备 封 头 、 阀 门 和 法 兰 的 计算 公式 属于 参考 性 质 ， 




















因为 各 种 封 头 的 形状 尺寸 不 一 、 各 种 阀门 的 外 形 尺寸 不 同 ， 同 样 的 阔 门 、 法 兰 采 用 不 同 的 
保温 结构 时 工程 量 也 会 有 差别 ， 如 根据 施工 图 或 相关 标准 图 能 够 较 准确 地 计算 工程 量 时 ， 


























就 不 必 使 用 这 些 计 算 公式 ， 难 以 计算 准确 时 ， 可 按 上 述 近 似 工程 计算 。 

















(5) 在 计算 除 锈 、 刷 油 、 防 腐蚀 工程 量 时 ， 各 种 管件 、 阀 门 、 设 备 人 孔 、 管 口 凹凸 部 


жей 


定额 消耗 量 中 综合 考虑 ， 不 再 另外 计算 。 

















(6) 计算 设备 、 管 道内 壁 刷 油 、 防 腐 工 程 量 计算 时 ， 当 壁 厚 宇 10mm 时 按 内 径 计算 ， 壁 


Б<10 


3. 








mm 时 ， 可 按 外 径 计 算 。 
本 册 定 额 各 项 费用 的 规定 








(1) 超 高 增加 费 ， 操 作物 高 度 离 楼 地 面 3.3m 以 上 的 分 部 分 项 工程 ， 按 表 8-1 中 系数 计算 。 
179-5Қ 0 











N 剧 油 、 防 腐 伺 、 绝 热 工程 定额 计价 NNNNNNNNS 








建筑 安装 工程 计量 与 计价 
=] 


表 8-1 工业 工程 超 高 建筑 增加 费 系数 


操作 物 高 度 (万 m) 
系数 


>80 
1.00 








说 明 : 民用 建筑 随 其 主体 工程 适用 各 册 定 额 之 相关 规定 。 

(2) 暗室 施工 增加 费 ， 是 指 在 施工 现场 光线 无 法 辨别 标记 、 标 识 、 物 体 颜 色 的 洞 内 、 
地 下 室内 、 库 内 或 暗室 内 施工 ， 因 人 工 降 效 而 增加 的 费用 。 按 所 发 生 人 工 费 的 15% 计 取 ( 其 
中 全 部 为 人 工 工资 )。 

(3) 高 层 建筑 增加 费 ( 指 高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 ) 按 表 8-2 计算 (其 中 
全 部 为 人 工 工资 )。 



































R82 高 层 建筑 增加 费 


(30m) (40m) (50m) (60m) (70m) (80m (90m) 
Lil Ü Ü | | aNs] 






30 层 以 下 |33 层 以 下 
(100m) (110т) 





按 人 工 

HAI) 2 $ 19 
ЕМ | (120m) | 30m) | (140m) | (150т)-| (160т) | (170т) | asom) | (190т) | (200m) 
мы 2 | = [|> № [о [ео [а 
жне) ë 25 28 ууз 37 40 43 46 


(4) 安装 与 生产 同时 进行 增加 的 费用 ， 按 人 工 费 的 I0% 计 算 ( 其 中 全 部 为 人 工 工资 )。 
(5) 在 有 和 害 身体 健康 的 环境 中 施工 增加 的 费用 ， 按 大 玉 费 的 10% 计 算 。 
(6) 脚手架 搭 拆 费 , ; 按 下 列 系数 计算 ， 其 中 人 正 汇 资 占 25%， 材 料 费 占 75%. 
© 刷 油 工程 :- 按 人 工 费 的 8%; 
@ 防腐 蚀 工 程 :^ 按 入 工 费 的 12%; 
© 绝热 玉 程 :> 按 人 工 费 的 20%. 
8.2.2 除 锈 、 刷 油 、 绝 热 工程 量 计算 
1， 除 锈 工程 
1) 除 锈 方法 和 锈蚀 等 级 
(1) 除 锈 方法 有 手工 除 锈 、 动 力 工具 除 锈 、 喷 射 除 锈 、 化 学 除 锈 四 种 。 
(2) 除 锈 等 级 见 表 8-3. 
表 8-3” 除 锈 等 级 













类 划分 标准 

















阴影 条 纹 、 王 痕 等 残留 物 不 得 超过 单位 面积 的 5% 
除去 金属 表面 上 的 油脂 、 锈 皮 、 政 松 氧化 皮 、 浮 锈 等 杂 物 ， 人 允许 有 紧 
附 的 氧化 皮 


FIRS ШЕН 部 分 氧化 皮 开始 破裂 脱落 ， 红 锈 开始 发 生 
动力 工具 除 锈 [ hb | 部 分 氧化 皮 破 裂 脱落 ， 呈 堆 粉 状 ， 除 锈 后 用 肉眼 能 看 见 腐蚀 小 四 点 
іші | E5 大 部 分 氧化 皮 脱 落 ， 呈 片 状 狙 层 或 凸 起 的 锈 斑 除 锈 后 出 现 麻 点 或 麻 坑 
| —4 除 净 金属 表面 上 的 油脂 、 氧 化 皮 、 锈 蚀 产物 等 一 切 杂 物 ， 呈 现 均一 的 
(Sa3) | 金属 本 色 ， 并 有 一 定 的 粗糙 度 
喷射 除 儿 | = 完全 除去 金属 表面 上 的 油脂 、 氧 化 皮 、 锈 蚀 产物 等 一 切 杂 物 ， 可 见 的 
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(3) 几 点 说 明 如 下 。 

O 金属 表面 除 油污 、 除 微 锈 (标准 : 氧化 皮 完全 紧 附 ， 仅 有 少量 锈 点 )， 发 生 时 其 工程 
量 执行 轻 锈 定额 乘 以 系数 0.2。 

@ 人 工 除 锈 以 安装 前 集中 除 锈 为 准 , 如 安装 后 除 锈 者 , 相应 定额 人 工 乘 以 系数 1.2。 

© 因 施 工 需要 发 生 的 二 次 除 锈 ， 其 工程 量 应 另行 计算 。 









































管道 、 设 备 除 锈 按 锈蚀 等 级 分 档 ， 以 除 锈 面 积 “m2 ”计算 。 
(1) 钢管 除 锈 工程 量 : 按 管 道 表 面 展 开 面 积 计算 工 程 量 
O 公式 法 计算 ; S=L. TDD 
管道 长 度 ，m:; 
D- 一 管道 内 径 或 外 径 ，m。 N 
Әрсен ач КЕЗБЕ MB, 238 2) ИЗЕЛ. 
附录 十 给 出 了 无 缝 钢管、 焊接 钢管 “绝热 、 除 锈 ( 刷 油 ) 工 程 量 计算 表 ”， 可 以 直接 查 表 得 到 
管道 除 锈 ( 刷 油 ) 工 程 量 。 І | 


“ан 说 明 
ЖІЖЖЯНЯЯНН 9 1084, Ж 25 Қ. КЕКТИ НИЯТЕ. ЖТЖ, 
应 如 何 套用 定额 ? 


【 解 〗 查 第 十 二 ИНАЛ ТРИ, ЖЖ 8-3). 除 锈 刷 油 时 ， 其 绝热 层 厚度 为 0omm， 
EIE ó 108 管道 单位 面积 (100m 长 管道 为 33.91 т?/100т. > 


其 工程 量 =25x33.9jy10028.478(m2) 
按照 定额 规定 ， АРНЕ И 020; BERCEA), WEY 
基价 x0.2=26.T1x0.2=5.22( 元 ) 












其 中 ， 人 工 费 x0.2=23.48x0.2=4.69( 元 ) 
除 锈 安装 费 =(8.478/10)x5.22=4.43( 元 ) 
其 中 ， 人 工 费 =(8.478/10)x4.69=3.98( 元 ) 


表 8-3 无 颖 钢管 绝热 、 除 锈 ( 刷 油 ) 工 程 量 计算 表 ( 部 分 ) 
单位 ; (体积 m)、( 面 积 m2/100m 



























































绝热 层 厚度 /mm 
签 首 外 径 
序号 0 20 25 | 30 
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | ЕН | 体积 | 面积 

42 | ооо = 27.95 011 4371 0.93 4701 | 117 | 5030 
a3 | 89/0 一 | 7% | ол! 4374 | 093 | 4704 | 117 | 5053 
44 | 9400 一 | 2953 | 074 | 4528 | 097 | 4858 | 122 | 5187 
45 | 108.00 - 33.91 0.84 49.67 1.08 5297 | 135 | 5627 

(2) 设备 除 锈 : 按 设备 外 表面 展开 面积 计算 。 

(3) 金属 结构 除 锈 : 用 手工 和 喷射 除 锈 时 ， 按 质量 “100kg” 计 算 ; 


















































EARR IEE НС 
===] 
除 锈 时 ， 按 面积 “10 m*” 计 算 (金属 结构 100 kg 折 成 5.8 п> 面积 ， 然 后 套 相 应 定额 )。 
(4) 铸铁 管 除 锈 工程 量 。 
@ 按 以 下 公式 计算 : S=L: n :D+ 承 口 展开 面积 。 
@ 简化 计算 : 在 实际 工作 中 ， 一 般 习 惯 上 是 将 焊接 钢管 表面 积 乘 系 数 1.2， 即 为 铸铁 
管 表面 积 (包括 承 口 部 分 )， 即 

















S=L- Y- 1.2 
式 中 ; [一 一 铸铁 管 长 度 ，m; 
7 一 与 铸铁 管 直 径 相同 的 焊接 钢管 表面 积 值 ，m”。 
© 查 表 计 算 : 常用 排水 铸铁 管 除 锈 ( 刷 油 ) 表 面积 值 见 表 8-4. 
表 8-4 ”常用 排水 铸铁 管 除 锈 ( 刷 油 ) 表 面积 


公称 直径 /mm 表面 积 (m2/100m) | mm | 表面 积 (m2/100m 
es 


(5) 暖气 片 除 锈 工程 量 ， 按 暖气 片 散热 面积 计算 |- 常用 铸铁 散热 器 散热 面积 见 表 8-5。 
表 8-5 ТТТ 
жшт ТН) | йн | RRM) 































表面 积 /(m / 片 ) 





铸铁 散热 器 
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2， 刷 油 工程 

1) 定额 项 目 及 使 用 说 明 Ж 

本 定额 适用 于 金属 面 、 管 道 、 设 备 、 通 风 管 道 、 金 属 结构 与 玻璃 布 面 、 石 棉布 面 、 
玛 蹄 脂 面 、 抹 灰 面 等 刷 ( 喷 ) 油 潜 工 程 。 

使 用 本 定额 时 ， 应 注意 以 下 几 点 。 

(1) 金属 面 刷 油 不 包括 除 锈 工作 内 容 。 

(2) 各 种 管件 、 阀 件 和 设备 上 人 和 孔 、 管 口 凹凸 部 分 的 刷 油 已 综合 考虑 在 定额 内 ， 不 得 
另行 计算 。 

(3) 本 定额 按 安 装 地 点 就 地 刷 ( 喷 ) 油 漆 考 虑 ， 如 安装 前 管道 集中 刷 油 ， 人 工 乘 以 系 
数 0.7( 暖 气 片 除外 )。 

(4) 定额 主 材 与 稀 干 料 可 以 换算 ， 但 人 工 与 材料 消耗 量 不 变 。 

(5) 标志 色 环 等 零星 刷 油 ， 执 行 本 章 定额 相应 子 目 ， 其 人 工 乘 以 系数 2.0。 

2) 刷 油 工程 量 计算 

(1) 不 保温 管道 表面 刷 油 ， 不 保温 管道 刷 油 按 表面 积 以 “m2” 计 算 。 计 算 方法 同 除 锈 。 

(2) 管道 保温 层 外 布 面 (玻璃 布 、 石 棉布 、 玛 蹄 脂 面 等 ) 刷 油 ( 即 保温 层 外 的 防潮 和 保护 
层面 积 )。 

O 公式 法 计算 : 根据 保温 层 厚度 形成 的 表面 积 计算 刷 油 工程 量 ， 公 式 为 

S=L: n - (D+2.16 +0.0082) 


қ 
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式 中 : 7 一 一 管道 长 ，m 
D 一 一 管道 外 径 ，m; 
Ты тт; 
系数 ; 
tN т. 
© 查 表 法 : 按照 保温 层 厚 度 ， 直 接 查阅 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定 额 及 单位 估价 
表 第 十 二 册 ” 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 》 附 录 九 、 附 录 十 ， 得 到 管道 布 面 刷 油 工程 量 。 



































某 工程 采用 无 终 钢 管 $ 108x4， 共 25m 长 ， 管 道外 保温 层 厚度 5 = = 温 层 外 缠 玻璃 丝 布 防潮 层 


后 刷 调 和 漆 两 遍 ， 试 查 表 计 算 其 防潮 层 与 刷 油 工 程 量 。 
【 解 】 查 第 十 二 册 定 额 附录 九 ( 表 8-3). к lA 


管道 ) 为 56.27 mY100m， 其 工程 量 =25x56.27/100=14.068(m”) 
(3) 设备 封 头 (图 Шы E. 
ғ \ 





A Х- ЕТ | 


С S=[(D+2.13 2] x - 1.5: Моп?) 
式 中 ， С. mi | 
D— 8 H, m; 


6 一 一 保温 层 厚度 ，mm; 

A 一 一 封 头 个 数 。 
(4) 阀门 (图 8.2) 刷 油 (保温 层 外 的 防潮 和 保护 层面 积 )。 
5-л.(рз2.16)-2.5р-1.05- Nm) 








AP: NWN 一 一 封 头 个 数 。 
(5) 法 兰 (图 8.3) 刷 油 (保温 层 外 的 防潮 和 保护 层面 积 )。 
S=z.(D+2.1 8 )- 1.5D- 1.05- Мт?) 











Ж. NN 一 一 法 兰 数量 ， 副 
(6) 油 铅 拱 顶 刷 油 ( 保 温 层 外 的 防潮 和 保护 层面 积 )。 
5=2 x r- (h+1.05 ó (т>) 
式 中 : 一 一 油饼 拱 项 球面 半径 ，m; 
БЕІН» m. 
(7) 矩形 通风 管道 刷 油 ( 保 温 层 外 的 防潮 和 保护 层面 积 )。 
5=[2(А+В)+8(1.05 ó +0.0041)]- L(m°) 
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Ж ЖУЛ 


AP: А——АФ КШК, т 
B 一 一 风 管 短 边 尺寸 ，m; 
L— REKE, m 
ó 一 一 保温 层 厚 度 ，m 
1.05 一 一 调整 系数 。 











二 建筑 安装 工程 计量 与 计价 NAN 





(8) 暖气 片 刷 油 : 同 暖气 片 除 锈 工程 量 。 





82 阀门 保温 
3， 绝 热 工 程 š N 
1) 定额 项 目 及 使 用 说 明 ， NA 




















2 2 图 8.3 法 兰 保温 


хх у 


(CD fs (ТАЮ ERAON ENEL IAG (GB 50126 一 2008) 要 求 ， 保 温 厚度 


大 于 或 等 于 100mm、 保 冷 厚度 大 于 等 于 
设计 要 求 保温 厚度 小 手 100mm, 保 冷 厚度 





80 时 应 分 层 施工 ， 工程 量 分 层 计算 。 但 是 如 果 
NE 89mm 也 需 分 层 施工 时 ， 也 应 分 层 计算 工程 量 。 


(2) 仪表 管道 绝热 工程 ， 应 执行 本 章 定 额 相应 项 目 。 


(3) 管道 绝热 工程 ， 除 法 兰 、 阅 门 外 ; 
、 人 孔 外 ， 其 封 头 已 考虑 在 内 。 


ШЕ 


其 他 管件 均 已 考虑 在 内 : 设备 绝热 工程 ， 除 法 





(4) 沟 档 式 连接 的 管道 配件 接头 采用 橡 塑 板 保温 时 ， 应 套用 相应 的 法 兰 橡 塑 板 安装 定 
额 ， 基 价 乘 以 系数 0.4; 风 管 橡 塑 板 安装 风 管 保温 包括 法 兰 、 加 固 框 保温 。 


(5) 保护 层 : 
© 镀 锌 铁皮 的 规格 按 1000X2000 和 


900X1800， 厚 度 0.8mm 以 下 综合 考虑 ， 若 采用 


其 他 规格 铁皮 时 ， 可 按 实际 调整 。 厚 度 大 于 0.8mm 时 ， 其 人 工 乘 以 系数 1.2， 卧 式 设备 保 








护 层 安 装 ， 其 人 工 乘 以 系数 1.05。 











© 此 项 也 适用 于 铝 皮 保 护 层 ， 主 材 可 以 换算 。 























(6) 采用 不 锈 钢 薄 钢 板 作 保护 层 安装 ， 
以 系数 1.25， 钻 头 消耗 量 乘 以 系数 2.0， 相 





执行 本 章 定 额 金 属 保护 层 相应 项 目 ， 其 人 工 乘 
械 乘 以 系数 1.15. 











(7) 聚氨酯 泡沫 塑料 发 泡 工程 ， 是 按 现场 直 喷 无 模具 考虑 的 ， 若 采用 有 模具 浇注 法 施 
工 ， 其 模具 制作 安装 应 依据 施工 方案 另行 计算 。 





(8) 矩形 管道 绝热 需要 加 防 雨 坡度 时 ， 














其 人 工 、 材 料 、 机 械 应 另行 计算 。 








(9) 管道 绝热 均 按 现场 安装 后 绝热 施 了 
(10) 卷 材 安装 应 执行 相同 材质 的 板材 
量 损耗 率 按 3.1% 考 虑 。 
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[考虑 , 若 先 绝热 后 安装 时 ,其 人 工 乘 以 系数 0.9. 
安装 项 目 ， 其 人 工 、 铁 线 消耗 量 不 变 ， 但 卷 材 用 


-工作 任 分 8 7 о рав. ватан ЭЭЭЭ 


(11) 复合 成 品 材料 安装 应 执行 相同 材质 瓦 块 (或 管 达 ) 安 装 项 目 。 复 合 材料 分 别 安装 时 
应 按 分 层 计 算 。 

(12) 本 定额 中 铝 箱 玻璃 棉 息 用 金属 保温 钉 固 定 的 保温 工程 ， 如 用 尼龙 钉 时 可 以 换算 。 

(13) 复合 保温 谊 保温 : 

中 本 定额 中 复合 保温 膏 是 指 用 手工 涂抹 于 管道 、 设 备 表层 ， 具 有 保温 绝热 效果 的 一 种 
膏 状 材料 。 包 括 稀土 保温 膏 、 海 泡 石 基 保温 膏 及 其 他 硅 酸 盐 质 的 保温 襄 。 

© 施工 方法 : 

打 底 : 按 管道 或 设备 形状 直接 涂抹 底层 2 一 10mm 厚 ， 无 须 抹 光 。 

WFE: 待 底层 干 后 ， 分 层 抹 至 设计 厚度 ， 同 时 对 缺损 地 方 进行 补 抹 。 

ЖЖ: 待 保温 膏 处 在 半 干 状态 后 ， 使 用 抹 板 将 其 抹 光 。 

@ 复合 保温 膏 定 额 执行 说 明 : 管道 保温 已 包括 阀门 、 法 兰 双 管件 的 保温 ， 适 用 于 
ó 1200mm 以 内 的 管道 ; 设备 保温 适用 于 各 种 设备 及 大 于 41200fn 直径 的 管道 保温 ， 方形 
管道 保温 按 其 周 长 换 算 成 圆 形 直径 ， 再 套 相应 定额 。 AAA 

2) 绝热 工程 量 计算 b ! 

(1) 设备 简体 或 管道 绝热 层 。 K 

@ 公式 计算 法 。 
























































И=п -(D+1 wan 0336. Ат) 
д: D 一 设备 简体 或 管道 直径 ， << 
5 一 绝热 层 厚度 ,，m; ХУ 
ҚУ k š „ЖР 
/一 一 设备 简体 或 管道 长 度 ，m。 
@ 查 表 法 。 按 照 保温 层 厚度 ， 直 接 查阅 安 Тонне анс ЖОЙ, ЫЙ 
蚀 、 EN иж, (зра 


ДА 
> ЖОЛ 


某 工程 采用 无 颖 钢管 $108x4， 共 25m 长 ， 管 道外 保温 层 厚度 5=30mm， 保 温 层 外 缠 玻 璃 丝 布防 潮 层 
后 刷 调和 漆 两 遍 ， 试 查 表 计 算 其 绝热 工程 量 . 

【 解 】 查 定额 附录 九 ( 表 8-3)。 当 绝热 层 厚度 5=30mm 时 ， 查 得 p 108 管道 单位 体积 (100m 长 管道 ) 为 
1.35m/100m， 其 工程 量 =25x1.35/100=0.3375(m). 


(2) 设备 封 头 绝热 














N 


V=[(D+1.033 ó у/2]'- л - 1.033 ó - 1.5- N (m°) 

(3) 阀门 绝热 层 。 

V=n - (D+1.033 8 )- 2.5- D- 1.033 8 - 1.05- N (m°) 
(4) 法 兰 绝热 层 。 

V=n - (D+1.033 8 )- 1.5- D- 1.033 8 - 1.05- Мт?) 
(5) ІШЕ ВЕДА А. 

V=2 x r- (h+0.5165 ó )- 1.033 ó (m°) 
(6) 矩形 通风 管道 绝热 层 。 
V=[2(A+B)- 1.0335 +4(1.033 5 )2]- L(m°) 
185 “МЭЭ 
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8.3 工作 任务 实施 


І. 工程 量 计算 
参考 工作 任务 4 中 的 表 4-2 及 表 4-3， 并 查阅 表 《 湖 北 省 通 
位 估价 表 》 第 十 二 册 的 附录 十 ， 计 算 本 案例 工程 量 ， 见 表 8-6。 


表 8-6 ”采暖 工程 刷 油 绝热 工程 量 计算 书 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 项 目 


刷 油 保温 计算 公式 


DN20: 1-148.20 

5-148.20х8.4/100-12.45 

DN25: 1=(3.6+1;2)+(13%0.4)х12+1.2х3=169.20 
5-169.20х10:52/100-17.80 

DN32: L=(3.6-0.5+3.6+1.2+6+2.1+6+1.085-0.4+3.6x3— 
0.8+ 0.4)-33.085 

5-33.085х13.27/100-4.39 

DN40: 1-(1.6:%3.6х2-0.5:-5.2:-3.6х2)-20.70 
5-20.70х15.07/100-3.12 

DN50: 1-(13%6%2:146::1,2%3.6х3--5,7-0.5-- 
3.3х3-0.5-1+1.8+2)=56.50 
5=56.50х18.85/100=10.65 

同上 























[ 程 消耗 量 定额 及 单 








地 上 管道 刷 银 粉 第 一 遍 m | 48.41 


地 上 管道 刷 银 粉 第 二 凯 





散热 器 刷 银 粉 一 遍 (20х4:-19х1%18х6::17х14::16х6)<0.412-541х0.412-222.89 
DN25; L=(5.7-0.5+3.6*3+1.2+0.5+3.6*2-1)=23.90 

地 沟 内 管道 橡 塑 保温 厚 „ | <23:90x0.63/100=0.150 

30mm, EL 57mm 以 内 т | 072 [DN32: 1-(1.6:3.6х2-0,515.743.6102У-18.00 


Ү-18.00х0.71/100-0.128 

DN40: L=(3.6-0.5+3.6x2+1.2+6+2.1+6-0.5+2 
+3.6+3.6х2)+0.5=38.40 
/=38.40х0.76/100=0.292 

DN50: 1-(3.6х4-0.18:2.5)-16.72 
У-16.72х0.89/100-0.149 

DN50: L=16.72 
5-16.72х41.20/100-6.89 

DN40: L=38.40 
5-38.40х37.43/100-14.37 

DN32: 118.00 
5-18.00х35.64/100-6.42 

DN25: 1=23.90 
5-23.90х32.88/100-7.86 





























地 沟 内 管道 保温 层 外 缠 玻 
璃 丝 布 一 道 




















地 沟 内 管道 布 面 刷 沥青 漆 
Е) 








“Э 








刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 定额 计价 ЧОУ 


工作 任务 8 7, 























































































































[8S 29%0С HIRREN | МН 
сетт 668 (SETT=%STX6E68 HST 11 Y hy) ШМ едн 
6668-%00<86 ӨР? *%0сх ШІ ҮЕР | BER АЕН A 
н н (бСЕІ-%с04656 :9%5Z ТҮҢ) ТЕТІ т 
9045 5221 ЛЕЛ Y mln 86 | sk patma Ші 
%0:<001 9772641 АСИЕТІ 
н н <S (66:<<-%0с<16690 :%0Z FALLY hf) gE 
iE 1659 SN 416697-%ZLx846tZZ :%01 81 ҮЗІ Ж икин 
10781 | 867 | TS LW 
19'8ç1 86977 1 ЛИЛ ДЕН E 
OF'8col | 787081 75 ЧЕ 1 
Й әш шшс 107701 
[6106 | 18ШЕ £8'95 wA ТЕСЕ zu01 | R мае | VESTIO 
Z| > 70=Е071 270 еш ЕЕЕ 
4 "ама MY 
19361 8697 6сосс 18029 СЕР 40 ш шш/$ УМ `unuog fif | 506-012 
ж EHR RES ЫТ 
5269 оз 61 2с09 кесе әш RH | gozio 
ы A ANA l ty Rr, A ІЗ 
96109 195001 8692 Eost 68С(с zu0l Еа | z07Z1D 
ЕСІ ЕСЕР +981 6075 à 282 сш ГИА тг | 65-012 
6614 ПЕТ 187І 1162 18% шот |а Н | 85-012 
#ТҮ (ARE) #ТҮ уж 7 
Фи | ug |ЯЯҒ [C у 9% | ит | шшде | тн | me менш аш 
TYS қ» sa 




















X ИШ h 


ЗА аа ИЗА ЧА З ia 


H H # 


ИСЕТ /8% 


ШІ 


(4-8 PAATE УУ ТУЕ ШАР T 


М 


М 


187 5% 





ЗЕТЕ УНИ ЧУУ О 








ГЕ ЮГ] 


本 工作 任务 介绍 了 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 十 二 册 刷 
油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 中 有 关 定 额 内 容 、 工 程 量 计算 规则 及 定额 使 用 中 应 注意 的 问 
题 ， 以 实际 工程 项 目 为 载体 对 计算 规则 应 用 进行 进一步 深化 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 
习 ， 应 具备 编制 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 工程 施工 图 预算 的 能 


ТЕРЕН | 


请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 独 立 完成 下 面 的 工程 案例 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
(1) 在 “工作 任务 3” 的 住宅 楼 的 室内 给 水 排水 工程 案例 中 ， км 管 管道 做 环 
氧 煤 沥 青 普 通 防腐 。 请 同学 们 根据 表 3-9， ШЕ ән 程 量 计算 ， 并 套用 《 湖 
北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》)， 计 算 该 目的 直接 工程 费 (本 题 主 
材 只 计算 其 消耗 量 ， 暂 不 计 主 材 费 )。 
(2) 在 “工作 任务 6” es: 工程 案例 中 ， 管 道 及 管道 支架 人 
工 除 微 锈 后 ， 刷 红 丹 防 锈 漆 两 这， 再 调和 洒 1 根据 表 6-1， 完 成 该 工程 刷 油 项 目的 工 
程 量 计算 ， 并 套用 2. 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 算 该 工程 刷 油 项 目 
的 直接 工程 费 (本 题 主 材 只 计算 其 rm š 
(3) ИЯ TAES 4” ін “Кен к" PEN AERE TIN A E O T. f 
量 ， 并 套 ПОШ k) 计算 相应 的 直接 工程 费 (本 题 
主 材 只 计算 其 消耗 量 ， a А 
NS 
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知识 目标 


а) 热 悉 电气 设备 安 
装 工程 的 内 容 ; 


БЕРГІН 


装 工程 的 工程 量 计算 规则 
及 预算 书 的 编制 方法 ° 
一 






杂质 目标 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严谨 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃 苦 耐 
劳 的 工作 作风 
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91 布置 工作 任务 


9.1.1 工作 任务 一 
1. 工程 基本 概况 
图 9.1 一 图 9.7 为 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 。 图 中 标高 以 m 计 ， 其 余 以 mm Ж. 


ТЕТІ 4 _ Ж. T 7 


2600 | 2900. + 7.3600 | 
IN N 
“А ` 


\ N 


























V22-4X35-SC70-FC | [25х40 ЕБИНЕ в 
MRZE Кова dA 

У^ 去 对 讲 电源 箱 ， 
MN PT: 




















11940 
4200 


























0 3900 } 

































































& 
@=— T= = 
S| S 
= 
120, 3600 1 4200 L 4200 L 3600 
18550 




















© © © © © 


91 半 地 下 室 电 照 平面 图 
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НЕБУ ардантат ани ЗУ 








3600 | 2900 ; 200 , 290 | 3600 





对 讲 电源 箱 ， 位 置 
以 弱电 平面 为 准 
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图 9.2 一 层 电 照 平面 图 
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图 9.3 标准 层 电 照 平面 图 


2##©##° \ 电气 设备 安装 工程 定额 计价 NRK 




















































































































































































































18550 
120 3600 | 2900 2600 | 2900 | 3600 
DH ч] 
一 
EÍ 
нЕ аа! 
ІІ 
— B| к 
Еж. |» n 
NA №, H 
N C 
T: 
PAZ AA 
- ы 
X] 
я И 
Х| 1 | 
УЙ 
N= K 
rh 
К K 
| > 
120 3600 4200 | 4200 | 3600 | 
бб © 


图 9.4 顶层 电 照 平面 图 
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图 9.5 阁楼 电 照 平面 图 
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工作 任务 9 





电气 设备 安装 工程 定额 计价 OO 






















P 
进 线 进 线 保护 元 件 回路 保护 元 件 4 管线 用 途 
8-63/-2 1205334 10(40)А Ка Ж 
HUMI8-63/-2P40 Dwi] A |BV-3X10-PVC32-WC | 六 层 右 户 
|5334 10(40 
З НОА) В [pv-3x102PvC32-wc | 六 层 左 户 


VV22-4X35-SC70-FC 


oOMA) 


HUMI18L-100/-4P-B-10| 





Ha [wm 





10/350US 
R<4Q 


i 



































m96 强 电 系统 图 (1) 








y DDS334 T040) > 
ХА НИМІ8-63/-2Р40: шап ^| с |Bv-3x10-PVC32_WC | 地 下 室 右 户 
---- у 
NO нууӊ-бу-э2Р алад B |BV-3X 10-PVC32-WC | 地 下 室 左 户 
` 
/ — Dn] 
орен аме) 。 |BV-2X2.5-PVC16-WC | 楼 梯 照 明 间 
Мез UMI8LE-32/-1 
Қа ТӘУ Ши UMI8LE-32/-1 
К,=0.5 = А 
Pi=42kW бшмш: эю | улуы | 有 限 电 视 
соѕф=0.8 ВУ-3 X 2.5-РУС20-ЕС 电源 
15=19.7А fuMisLE-32/-1 aaa na 
备用 
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a] 
进 线 进 线 保护 元 件 回路 保护 元 件 |2) eR 用 途 
HUM18-63/-2P-10 BV-2X2.5-PVC16-CC | 照明 
Ë еЛесезмызокакеам аты ыы атына 
а || HUMISPE 6328216 BV-3X4-PVC20-FC | 普通 插座 
Q 
5 上 
[HuM18-63/-2P-32| | _HUM18-63/-2P-16 BV-3X4-PVC20-FC | 空调 插座 
Ыс [U r су с Р OA R 
е ы ы 
7 || HUMISLE 63⁄ 2P_16 WASE | ЖШ 
НОМІНН-ӨЗ-ІРІ6 BV-3X4-PVC20-FC ”| 卫生 间 插 座 
K ` 
нм ааа ву 5.5-РУС16-СС 照明 
HUMI18LE-63/-2P-16 | N hy- PVC20:FG 普通 插座 
a — асан 
неміз 63 2p 32 | аы аы | BV-3X4-pVC20-FC | =й 
о 9 ` Í 
z 2 SX PUP не a дан E 
M g HUMISLE 63) 216 | pv-3X4-PVC20-FC | 厨房 插座 
9 з Хы Боо, канале тке 
ь x | 顶层 户 漏电 7 了 HUMI18LE-63/-2P-16 |] 、 
е Ф| mas, ҮС "0 ВУ-3х4-РУС20-ЕС “| 卫生 间 插 座 
5 E| жей ү “-0-- | 1 
2 „А, ) L| Humise] | yc-3x4-Pve25-FC 空调 插座 
a =. — SWA 
u УУ K< 上 
N HUMISLE 63/-2P-16 
^ ГГ 
8 HUMISLE-63/-2P-16 
HUMI8 63/-2P-32| 
p=6kW ERE RR HUM18-63/-2P-16 ВУ-2Х2.5-РҮСІ6-СС | 阁楼 照明 
图 9.7 强 电 系统 图 (2) 
1) 电源 
本 工程 电源 引入 为 三 相 四 线 制 ， 供 电 电压 为 220/380V， 采 用 VV22-1kV 铜 蕊 电缆 由 小 
区 变 电 所 埋 地 引入 ， 电 费 进 户 处 需 穿 镀 锌 钢管 ， 保 护 管 伸 出 墙 外 2m， 埋 深 为 室外 地 坪 下 
0.8m， 电 源 进 户 处 需 做 重复 接地 ，N 线 与 PE 线 分开 ， 重 复 接地 电阻 值 小 于 19 。 
2) 照明 


气 片 水 
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(1) 照明 系统 线路 采 








(2) 卫生 间 的 灯具 均 为 防水 壁灯 ， 卫 生 间 、 司 房 插 座 为 
F 关 ， 插 座 安装 处 与 烟 道 水 于 
距离 应 不 小 于 300mm。 


(3) 导线 敷设 及 天 








ВУ-450/750 型 电线 ， 穿 高 强 冷 弯 难 燃 型 PVC ЖЕК. 











防 溅 式 ， 高 度 见 材料 表 。 
F 距 离 不 应 小 于 250mm， 插 座 安装 处 与 暖 


=E A аңивзитикшн УУМ 

(4) BV 型 电线 保护 管 (PVC 管 ) 管 径 选 择 如 下 : 2х2.5-РУСІ6. 3х2.5-РУС20. 
4x2.5-PVC25、5x2.5-PVC25， 分 别 沿 地 (FC)、 沿 墙 (WC)、 沿 棚 (CC) 敷 设 。 

2. 工作 任务 要 求 

(1) 按照 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 的 有 关内 容 计 算 该 工程 的 
工程 量 。 
(2) 套用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 算 该 工程 的 分 部 分 项 工程 费 
和 单价 措施 项 目 费 (本 课题 计 主 材 费 ， 主 材 单 价 可 查阅 当地 工程 造价 信息 网 和 市 场 价 )。 
9.1.2 工作 任务 二 


1. 工程 基本 概况 
(1) 图 9.8 为 上 面 住宅 小 区 的 避雷 工程 。 туе МИ ~f, I—II 
左 侧 。 
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图 9.8 防 雷 接地 平面 图 
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(2) 接地 网 调试 仍 按 一 个 系统 考虑 。 

(3) 由 于 缺乏 屋面 的 实际 资料 ， 计 算 屋 消 避 雷 带 工程 量 时 仅 按 图 示 平面 尺寸 计算 ， 暂 
不 考虑 屋面 起 伏 的 原因 。 

(4) 本 建筑 属于 第 三 类 防 雷 建筑 物 ， 重 复 接地 、 防 直击 雷 接地 、 弱 电 接 地 共用 接地 装 
置 ， 接 地 电阻 小 于 1Q 。 

(5) 基础 外 墙 做 一 圈 一 一 40mmx4mm 镀 锌 扁 钢 做 接地 极 ， 现 场 实测 接地 阻 值 ， 如 不 满 
足 ， 补 打 接地 极 。 

(6) 所 有 正常 不 带电 的 用 电 设备 金属 外 壳 、 穿 线 钢 管 、 电 缆 金 属 铠 装 层 、 金 属 构件 及 
建筑 物 内 各 种 金属 管线 ( 含 煤气 管道 、 暖 气管 及 通气 管 等 ) 均 需 接地 ， 电 源 进 户 做 总 等 电位 
连接 , 卫生 间 做 局 部 等 电位 连接 , 做 法 见 国家 建筑 标准 设计 图 集 《 等 电位 联结 安装 》(02D501 
一 2)。 

(7) 凡 突 出 屋面 的 金属 物体 、 канада? 

лы с” 


2. 工作 任务 要 求 


s sz _. ИНЕ 
计算 工程 量 、 套 用 定额 并 计算 相关 费用 。/ жу 

ШИКНАЫ ад MN 

аните ss ЫЫ, q 


A ТҮ asal 


9.2.1 ечавантитивуаи тиан 


“2 

І. еи 

电气 设备 安装 工程 俗称 强 电工 程 ， 使 用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 
表 第 四 册 ”电气 设备 安装 工程 》。 本 定额 共 16 章 ， 具 体内 容 见 第 四 册 定额 。 

2. 使 用 本 册 定 额 的 注意 事项 

1) 定额 的 适用 范围 

本 有 册 定 额 适用 于 工业 与 民用 建筑 新 建 、 扩 建 工程 中 10kV 以 下 变 配 电 设 备 及 线路 安装 、 
车 间 动 力 电气 设备 及 电力 照明 器 具 安 装 、 防 雷 及 接地 装置 安装 、 配 管 配 线 、 电 梯 电 气 装置 
电气 调整 试验 等 的 安装 工程 。 

2) 定额 工作 内 容 说 明 

本 定额 的 工作 内 容 除 各 章节 已 说 明 的 工序 外 ， 还 包括 : 施工 准备 ， 设 备 器 材 工 器 具 的 
场 内 搬运 ， 开 箱 检查 ， 安 装 ， 调 整 试验 ， 首 尾 ， 清 理 ， 配 合 质量 检验 ， 工 种 间 交 叉 配合 ， 
临时 移动 水 、 电 源 的 停歇 时 间 。 

3) 下 列 工作 内 容 应 执行 湖北 省 其 他 相关 专业 定额 

(1) 挖 土 、 填 土工 程 ， 应 执行 湖北 省 公共 专业 相应 定额 项 目 

(2) 开 挖 路 面 及 修复 ， 执 行 湖北 省 市 政工 程 相应 定额 。 
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(3) 过 梁 、 墙 、 楼 板 的 
(4) 除 锈 、 刷 漆 ( 补 刷 
定额 。 
4) 本 册 定 额 各 项 费用 的 规定 
а) 工程 超 高 增加 费 (已 考虑 了 超 高 




















因 














` 电气 设备 安装 工程 定额 计价 





钢 ( 塑 料 ) 套 管 ， 执 行 《给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 》 相 应 定额 项 目 。 
漆 除 外 )、 保 护 层 安装 ， 执 行 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 相 应 





素 的 定额 项 目 除 外 )。 








操作 物 高 度 离 楼 地 硬 








g 





P 的 系数 计 取 超 高 增加 费 (其 中 全 部 为 人 工 工资 )。 
表 9-1 超 高 建筑 增加 费 系数 





操作 物 高 度 /m 


3.3m 以 上 、20m 以 下 的 分 部 分 项 了 


[ 程 ， 超 高 部 分 的 人 了 





[ 按 表 9-1 





<16 








系数 
(2) 暗室 施工 增加 费 。 
ТЕЙЛ 
-， 因 人 











中 


[现场 光线 无 法 辨别 标记 、 标 识 、 物 体 颜色 的 洞 内 地 下 室内 
- 降 效 增加 的 费用 按 所 发 生 人 工 费 的 15% 计 取 ( 其 中 全 部 为 人 J 


表 9-2、 高 层 建筑 增加 费 系数 





0.20 


、 库 内 或 暗室 内 施 
[工资 )。 

(3) 高 层 建筑 增加 费 ( 指 高 度 在 6 层 或 20m 以 卡 的 工业 与 民用 建筑 ), 可 按 表 9-2 计算 (其 
全 部 为 人 工 工资 )。 











E À T 
费 的 百 
分 数 /(%) 
层 数 
(高 度 ) 
按 人 工 
费 的 百 
分 数 /(%) 


45 层 
以 下 
150т 














21Е 
以 下 


48 层 
以 下 
160m 


34 


24 E: 





51 
以 下 








37 


以 下 一 


170т 
























说 明 : 安装 在 高 层 建筑 的 底层 或 地 下 室 的 设备 ， 均 不 计 取 高 层 建筑 增加 费 ; 安装 在 6 
层 以 上 的 变 配 电 工程 和 动力 工程 设备 ， 则 同样 计 取 高 层 建筑 增加 费 。 











(4) 安装 与 生产 同时 进行 增加 的 费 








， 按 人 了 








[ 费 的 10% 计 算 (其 中 全 部 为 人 工 了 





[ 资 )。 





(5) 在 有 害 身 体 健康 的 环境 中 施工 增加 的 费用 ， 按 人 工 费 的 10% 计 算 ( 其 中 全 部 为 人 工 





Г). 





(6) ІНІ 
资 占 25%, МЕНІН 75%. 

















F 架 搭 拆 费 (10kV 以 下 的 架空 线路 工程 除外 ) 可 按 定 额 人 工 费 的 4% 计 算 , ЖЧ 





PA 


定额 计价 时 ， 第 (1) 项 取 费 计 入 定额 人 工 费 ， 第 (2) 项 一 第 (6) 项 取 费 计 入 单价 措施 项 目 。 
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9.2.2 控制 设备 及 低压 电器 
1. 控制 设 备 及 低压 电器 工程 定额 项 目 设置 


本 章 定额 包括 :控制 设备 、 控 制 开 关 、 小 电器 、 端 子 箱 、 照 明 开关 、 风 扇 、 插 座 、 其 
他 电器 等 安装 项 目 。 

(1) 控制 设备 安装 项 目 包括 各 种 屏 、 柜 、 成 套 配 电 箱 和 控制 箱 ， 控 制 开 关 安 装 项 目 包 
括 自动 空气 开关 、 刀 型 开关 、 铁 过 开关、 胶 盖 刀 曾 开关 、 组 合 控制 开关 、 万 能 转换 开关 、 
风机 盘 管 三 速 开关 、 漏 电 保护 开关 等 。 

(2) 小 电器 安装 项 目 包括 按钮 、 电 笛 、 电 铃 、 水 位 电气 信号 装置 、 测 量 表 计 、 继 电器 、 
电磁 锁 、 屏 上 辅助 设备 、 辅 助 电压 互感 器 、 小 型 安全 变压器 等 。 - 

G) 其 他 电器 安装 包括 须 蚀 插座 、 钥 是 取 电 器 、 FRIKKI REREN 床头柜 集 
控 板 、 红 外 线 浴霸 、 风 阀 电动 执行 机 构 、 有 载 自动 调 压 器 x Қаланы 

2 BAHR62465 ® Бтз Ж XHAM? AS 


(1) TE A 他 均 未 包括 支架 制作 安装 ， 若 发 
生 时 执行 本 册 相 应 定额 。 

(2) 控制 риа: 0 Ру 电器 及 设备 干燥 、 焊 压 接线 端子 、 4. 
外 部 (二 次 ) 接 线 кү 容 ， 该 部 分 内 容 如 有 发 生 ， 执 行 本 册 其 他 章 














应 定额 。 ХХі, 
Sei 光 字 牌 、 ыз 连接 片 等 ， 但 不 包 
括 屏 上 开 孔 工作 。 


X ,% 

(4) 设备 的 补充 油 按 设备 自 带 考 虑 。 

(5) 压 铝 接线 端 钴 执行 压 铜 接线 端子 定额 人 工 乘 以 系数 0.45。 

(6) 低压 3 偿 电 容器 屏 ( 柜 ) 安 装 ， 换 行 本 章 相应 定额 。 

(7) 组 合 型 低压 成 套 配 电 装置 ， 其 外 形 像 一 个 大 型 集装箱 ， 内 装 6 一 24 台 低 压 配 电 箱 
( 屏 )， 箱 的 两 端 开门 ， 中 间 为 通道 ， 称 为 集装箱 式 低压 配 电 室 。 定 额 编 入 “一 、 控 制 、 继 
电 、 模 拟 及 配 电 屏 安装 ”。 

(8) 可 控 硅 变频 调 速 柜 安装 ， 按 可 控 硅 相应 定额 人 工 乘 以 系数 1.2。 

(9) 成 套 配 电 箱 为 动力 配 电 箱 时 ， 应 作为 设备 ， 不 得 作为 未 计价 材料 。 

(10) 本 章 控制 开关 及 照明 系统 用 小 型 自动 空气 开关 安装 , 仅 适用 于 照明 系统 中 60A 以 
下 的 小 型 单 联 、 双 联 、 三 联 自动 空气 开关 的 安装 。 

3， 控 制 设备 及 低压 电器 工程 量 计算 规则 

1) 控制 、 继 电 、 模 拟 及 配 电 屏 安 装 工程 量 

(1) 控制 屏 、 继 电 (信号 ) 屏 、 低 压 配 电 屏 (开关 柜 )、 弱 电 控 制 返回 屏 等 的 外 形 尺 寸 一 般 
为 (600 一 800)mmx2200mmx600mm( 宽 x 高 x 深 )， 正 面 安装 设备 ， 背 后 敞开 。 安 装 工程 量 均 
以 “人 台 ” 为 计量 单位 计算 。 模 拟 显示 屏 宽度 依据 配 电 系统 的 供电 规模 而 定 ， 规 模 越 大 需要 
模拟 屏 就 越 宽 , 计算 工程 量 时 , 应 区 分 屏 面 宽度 1m 以 内 和 2m 以内, 以 台 为 计量 单位 计算 。 
集装箱 式 低压 配 电 室 为 户 内 或 户外 组 合 封闭 式 成 套 低 压 配 电 装置 ， 在 箱 体内 装 有 各 种 
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控制 配 电 屏 ， 其 安装 工程 量 以 “10t” 为 计量 单位 计算 。 

(2) 上 述 各 种 电气 控制 屏 、 柜 安装 均 不 包括 基础 槽 钢 、 角 钢 的 制作 安装 。 

2) 硅 整流 柜 安 装 

硅 整流 柜 依据 通过 硅 整流 器 电流 的 大 小 ， 分 别 以 “人 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

3) 可 控 硅 柜 、 低 压 电容 器 柜 安装 

(1) 依据 功率 的 不 同 以 台 为 单位 计算 ， 若 可 控 硅 柜 用 来 进行 变频 调 速 ， 其 人 工 费 应 乘 
以 系数 1.2。 低 压 电 容器 柜 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

(2) 可 控 硅 柜 、 低 压 电 容器 柜 安 装 均 未 包括 接线 端子 及 接线 内 容 。 

4) 直流 屏 及 其 他 电气 屏 ( 柜 )、 屏 边 安装 

直流 屏 按照 其 功能 的 不 同 ， 分 别 以 “人 台 ” 为 计量 单位 计算 。 屏 边 是 指 一 列 高 低压 配 电 屏 的 
0 i ЕВ 
为 计量 单位 计算 。 2 

5) 控制 台 、 控 制 箱 安装 NN 

ТТЛ хс 
пиен А салы 















































6) 成 套 配 电 箱 уу SN 

成 套 配 电 箱 不 区 分 动力 箱 和 照明 箱 ,/ ааьан RAIHA “а” 
单位 套用 有 关 定额 子 目 。 对 于 悬挂 起 配 电 箱 ， 还 应 区 分 半 周 长 大 小 套用 不 同 定额 子 目 。 
半 周 长 指 配 电 箱 “ 长 + 宽 ” 的 长 度 , 如 配 电 箱 长 为 700mm、 宽 为 400mm、 其 半 周 长 为 1100mm， 
在 1000 一 1500mm 22 [а], WEEER 1s00mm D, МЕТА. 

计算 时 注意 : УА д. 

а) 成 套 配 电 箱 安装 Кушан. эзини, жне, 

et еч 






































G3) 成 套 为 动力 配 电 箱 时 ， 应 作为 设备 ， 不 得 作为 未 计价 材料 。 

7) 插座 箱 % 电 度 表 、 电 表 箱 安装 

插座 箱 安装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 ; 电 度 表 安装 区 分 单 相 和 三 相 ， 以 “ 台 ” 为 计量 
单位 计算 ， 电 表 箱 安装 依据 其 内 安装 的 电 度 表 数 量 分 为 四 表 以 下 ( 含 四 表 ) 和 四 表 以 上 ， 以 
“ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

8) 电缆 T 形 接线 箱 、 卷 帘 门 控制 箱 安装 

电缆 T 形 接线 箱 安装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 ;卷帘门 控制 箱 安装 以 “个 ”为 计量 单 
位 计算 。 

9) 控制 开关 及 照明 系统 用 小 型 空气 自动 开关 安装 

控制 开关 安装 区 分 不 同 开关 类 型 ， 以 “个 ”为 计量 单位 计算 ; 红外 人 体感 应 开关 、 按 
键 延 时 开关 、 柜 门 触动 开关 、 水 流 开 关 、 电 磁 开 关 、 盘 管 风 机 三 速 开关 安装 以 “10 套 ” 为 
计量 单位 计算 。 要 注意 的 是 ， 这 些 控制 开关 接地 端子 制作 安装 已 经 包含 在 定额 内 ， 但 不 包 
括 连 接 导 线 的 接线 端子 制作 。 

10) 低压 熔断 器 、 限 位 开关 安装 

低压 熔断 器 、 限 位 开关 安装 区 分 不 同类 型 ， 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 低 压 熔 断 器 、 
限 位 开关 的 接地 端子 制作 已 经 包含 在 定额 内 ， 但 不 包括 连接 导线 的 接线 端子 制作 。 
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11) 控制 器 、 接 触 器 、 启 动 器 、 电 磁铁 、 快 速 自动 开关 安装 

控制 器 、 接 触 器 、 启 动 器 、 电 磁 制 动 器 、 快 速 开关 安装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 其 
中 接触 器 与 磁力 启动 器 安装 均 套 用 同一 定额 子 目 。 控 制 器 、 接 触 器 、 启 动 器 、 电 磁铁 、 快 
速 自动 开关 的 接地 端子 制作 已 经 包含 在 定额 内 ， 但 不 包括 连接 导线 的 接线 端子 制作 。 

12) 电阻 器 、 变 阻 器 安装 

电阻 器 、 变 阻 器 安装 分 别 以 “ 箱 / 台 ”为 计量 单位 计算 。 电 阻 器 、 变 阻 器 的 接地 端子 制 
作 已 经 包含 在 定额 内 ， 但 不 包括 连接 导线 的 接线 端子 制作 。 

13) 分 流 器 安装 

分 流 器 安装 依据 不 同 电流 大 小 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 

14) 小 电器 

安全 变压器 安装 区 分 容量 大 小 , 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 ; гі 装 按 铃 盖 直 径 100mm、 
200mm 或 300mm 以 内 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 ; ноб 其 规格 号 10、20 或 
30， 2... O а 
按钮 、 电 笛 安 装 区 分 普通 型 和 防爆 型 ， 以 “个 ”为 计 2, 小 、 微 型 电 铃 以 “个 ” 
为 计量 单位 计算 ; жаи НЕН в АИ 1 子 式 、 液 位 式 ， 分 别 以 “ 套 ” 为 
计量 单位 计算 ; 测量 表 计 、 继 电器 、 电磁 锁 \> 屏 下 辅助 设备 、 辅助 电压 互感 器 以 “个 ”为 
计量 单位 计算 :小 母线 以 “10m” ак 

15) 其 他 电器 

须 创 插 座 (15A 以 内 )、 we “10 £" 为 证 量 单位 计算 ， 多 线 式 床头柜 插 
座 连 插头 安装 区 分 10 4М842044 ГЕ. к 床头柜 集 控 板 安装 区 
分 10 位 、15 位 、20 人 ， 以 “10 g ане 算 ， 红 外 线 浴霸 安装 区 分 
浴霸 的 光源 个 数 为 2 个 和 ， 以 55 为 计 ЖЕҢ 位 计算 ; 风 阀 电动 执行 机 构 安装 以 “ 套 ” 
ee 接线 盒 面 板 安装 以 “10 个 ” 























为 计量 单位 计 

16) 端子 箱 、 端 子 板 、 端 子 板 外 部 接线 

(1) 端子 箱 安装 。 所 谓 端 子 箱 ， 是 指 箱 体 内 只 设 有 接线 端子 板 ， 无 其 他 电器 。 端 子 箱 
安装 应 区 分 户 内 和 户外 两 种 形式 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

(2) 端子 板 安装 。 端 子 板 上 10 个 接线 座 为 一 组 ， 以 “组 ”为 计量 单位 计算 。 成 套 配 电 
箱 已 经 在 生产 厂 安装 了 端子 板 ， 安 装配 电 箱 时 不 得 再 计算 端子 板 安装 。 

(3) 定额 端子 板 外 部 接线 子 目 是 指 6mm? 以 下 导线 与 端子 板 的 连接 , 分 有 端子 连接 和 无 
端子 连接 两 种 形式 ， 按 照 导线 截面 规格 ， 以 “10 个 ”为 计量 单位 计算 。 

根据 安装 工艺 要 求 , 6mm? 以 下 的 单 芯 多 股 线 和 6mm2 以 上 的 导线 与 端子 板 或 电器 器 件 
连接 时 必须 使 用 接线 端子 连接 。 特 别 要 注意 的 是 各 种 配 电 箱 、 盘 安装 均 未 包括 端子 板 的 外 
部 接线 工作 内 容 ， 计 算 工程 量 时 应 根据 配 电 箱 、 盘 的 外 部 接线 图 上 端子 的 规格 、 数 量 ， 另 
外 计算 端子 板 外 部 接线 和 压 、 焊 接线 端子 工程 量 。 注 意 : 已 经 计算 了 压 、 焊 接线 端子 的 导 
线 端 子 ， 不 再 计算 端子 板 外 部 连接 。 

17) 风扇 

吊 风扇 、 壁 扇 、 轴 流 排 气 扇 安装 不 分 大 小 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 
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18) 照明 开关 

拉线 开关 、 明 装 板 把 开关 安装 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 ， 扳 式 开关 安装 区 分 单 控 
和 双 控 两 种 类 型 ， 并 按 单 联 、 双 联 、 三 联 、 四 联 、 五 联 和 六 联 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计 
E, 一 般 按钮 区 分 明 装 与 暗 装 ， 以 “10 套 ”为 计量 单位 计算 ，5A 以 下 的 密闭 开关 安装 、 
声 光 控 延 时 开关 安装 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

19) 插座 

(1) 组 合 开关 插座 安装 。 多 联 组 合 开关 插座 区 分 明 装 和 暗 装 ， 以 “10 套 ”为 计量 单位 
计算 ， 多 线 插头 连 座 安装 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

(2) 普通 插座 。15A 单 相 插座 区 分 明 装 和 暗 装 ， 依 据 插座 的 孔 数 以 “10 套 ” 为 计量 单 
位 计算 ，30A 单 相 插座 区 分 明 装 和 暗 装 ， 按 2 孔 和 3 孔 ， 以 “10 套 ”为 计量 单位 计算 ， 三 
相 四 和 孔 插座 区 分 明 装 与 暗 装 ， 按 电流 大 小 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

G) 防爆 插座 。 防 爆 插座 安装 区 分 单 相 和 三 相 ， 单 相 插座 分 涯 2 孔 和 3 孔 ， 按 电流 大 
小 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 ， 三 相 四 孔 插座 按 电流 大 小 忠 *i0 套 ”为 计量 单位 计算 。 

(4) 地 插座 。 埋 地 安全 插座 安装 区 分 单 相 和 三 相 汶 按 电流 大 小 以 “10 套 ”为 计量 单位 
计算 。 `V. ` 

20) 其 他 辅助 项 目 ЖА? 

(П) Ж, ЖЕЙТШ. BR TAER 6mm? 以 下 的 单 芯 多 股 软 线 或 截面 积 
бтп? 以 上 导线 ， 与 电器 、 设 备 或 接线 端子 排 连接 时 在 导线 端 头 加 装 的 接线 端子 。 接 线 端 子 
按 材质 有 铜 接线 端子 和 铝 接线 端 邓 并 钢 接线 端子 有 焊接 和 和 压 接 两 种 形式 ， 铝 接线 端子 只 有 
压 接 。 工 程 量 计算 区 分 导线 材质 和 导线 截面 积 ， 分 别 以 “j0 个 ”为 计量 单位 。 定 额 子 目 中 
只 有 铜 接线 端子 制作 ， 实 际 工程 中 若 有 压 铝 接线 端 书 时 应 执行 压 铜 接线 端子 定额 子 目 ， 人 
工 乘 以 系数 0.45。 坦 ( 压 ) 接 线 端 子 定额 只 适用 于 导线 ， 电 绩 终 端 头 制作 安装 定额 中 已 包括 
压 接线 端子 ， 不 得 重复 计算 。 

(2) ж. ERR. W. ERRERA 柜 时 ， 其 内 部 电器 器 件 之 间 的 连接 导线 安 
装 称 为 盘 、 柜 配 线 ， 盘 、 柜 配 线 区 分 导线 截面 以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 

计算 工程 量 时 ， 可 按 下 式 计算 





































































L=(B+H):n 
式 中 : [一 一 盘 、 柜 配 线 总 长 度 ，m:; 
8 一 一 盘 、 柜 一 边 长 ，m:; 
如 一 盘 、 柜 一 边 宽 ，m: 
n 一 一 盘 、 柜 配 线 回路 数 ( 即 导线 根 数 )。 




















盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 预 留 长 度 按 表 9-3 计算 。 
表 9-3 盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 预 留 长 度 


单位 ，m/ 根 
BB 










序号 项 
1 | ЕНЕ. БЕ. Ш. B. Жї 
单独 安装 的 铁 壳 开关 、 自 动 开 关 、 刀 开关 、 启 动 器 、 
箱 式 电阻 器 、 变 阻 器 

| 继电器 、 控 制 开关 、 信 号 灯 、 按 钮 、 熔 断 器 等 小 电器 

分 支 接头 


目 说 
盘面 尺寸 
从 安装 对 象 中 心算 起 

从 安装 对 象 中 心算 起 
分 支线 预 贸 




















203 ЭЭЭ 








= 建筑 安装 工程 计量 与 计价 NN 


° ° ° е ° е ° wë 








(3) 木 配 电 箱 制作 。 木 配 电 箱 制 作 分 木板 配 电 箱 制作 和 墙 洞 配 电 箱 制作 ， 按 配 电 箱 的 
半 周 长 大 小 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 。 木 配 电 箱 制 作 定额 工作 内 容 不 包括 箱 内 配 电 板 的 
制作 和 各 种 电气 元 件 的 安装 及 箱 内 配 线 等 工作 ， 木 制 配 电 箱 制作 定额 已 包括 了 主 材 费用 ， 
不 得 另行 计算 。 
(4) 2. 安装 。 配 电 板 制作 区 分 不 同 材质 (木板 、 塑 料 板 、 胶 木板 )， 按 配 电 板 
图 示 外 形 尺 寸 ， 以 “m2 ”为 计量 单位 。 如 果木 板 需要 包 铁 皮 ， 应 以 “m?” 为 单位 计算 木板 
包 铁皮 工作 量 。 Kapsas kapat K. 以 “ 块 ” 为 单位 计算 工程 量 。 


ж" и 
€ 举例 说 明 

设 有 高 压 开关 柜 GFC-10A + 20 台 ， 预 留 5 台 ， 安 装 在 同一 таза кк 800mm. Ж 1250mm, 
求 基础 型 钢 长 度 . ы 


LRR] 1=2х(25х0.8+1.25)=42.5(т). ХЕ 
























































9.2.3 电缆 工程 NX 
1. 电缆 工程 定额 内 容 RY 


本 章 定 额 主要 设置 了 电力 电 绕 i 各 式 电缆 头 的 制作 安装 ; 
ЧЫПКА, ай ak Bat, PROI: ЛҮ 
mm; BAPEN. О AN AK 
2. vape авия оа 
ШІЛ 11) токуунун. 控制 电缆 数 设 、 电 费 头 制作 安 
装 、 кке куа % 模 盒 、 电 缆 沟 铺 沙 半 置 保护 板 、 电 缆 防 火 等 项 目 。 定 额 是 按 平 原 地 
厂 内 电缆 十 种 的 施工 条 件 编制 的 ， 未 考虑 在 积 水 区 、 水 底 、 井 下 等 特殊 条 件 下 的 电缆 














(2) 电费 在 一 般 山区 、 丘 陵 地 区 敷设 时 ， 其 定额 人 工 乘 以 系数 1.3。 该 地 段 所 需 的 施工 
材料 、 加 固定 桩 、 夹 具 等 按 实 另 计 。 

(3) 电缆 敷设 定额 未 考虑 因 波 形 敷设 增加 长 度 、 弛 度 增 加 长 度 、 电线 绕 梁 ( 柱 ) 增 加 长 度 ， 
以 及 电缆 与 设备 连接 、 电 线 接 头等 必要 的 预 留 长 度 , 该 增加 长 度 应 按 本 册 定 额 “ 附 录 二 “并 
预 留 长 度 及 附加 长 度 表 ”相关 内 容 计 算 ， 并 计 入 工程 量 之 内 。 

(4) 本 章 电缆 敷设 系 综合 定额 ， 已 将 裸 包 电缆 、 铠 装 电缆 、 屏 蔽 电缆 等 因素 考虑 在 内 ， 
因此 凡 10kV 以 下 的 电力 电缆 和 控制 电线 均 不 分 结构 形式 和 型 号 ， 一 律 按 相 应 的 电线 截击 
和 芯 数 执行 定额 。 

(5) 电力 电缆 敷设 ( 除 矿物 绝缘 电缆 外 ) 定 额 均 按 铜 材质 三 芯 (包括 三 世 连 地 ) 考 虑 的 ， 遇 

下 列 情况 可 按 系 数 调整 。 

@ 铝 芯 电缆 敷设 按 同 截面 铜 芯 电 缆 定 额 人 工 和 机 械 乘 以 系数 0.7 执行 

© 单 芯 、 双 芯 电 力 电缆 按 同 截面 电缆 定额 乘 以 系数 0.67。 截 面 400 一 800mnm 的 单 芯 
电力 电缆 按 400mm 电力 电缆 定额 执行 。 截 面 800—1000mm2 的 单 芯 电力 电缆 按 400mm° 
电力 电缆 定额 乘 以 1.25 执行 。 
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© 5 芯 电力 电缆 敷设 定额 乘 以 系数 1.30，6 芯 电 力 电缆 乘 以 系数 1.60， 每 增加 一 芯 定 
额 增 加 30%， 以 此 类 推 。 

© 截面 积 10mm? 以 下 的 电力 电缆 敷设 按 35mm? 电力 电缆 定额 乘 以 系数 0.75 执行 , 截 
面 25mm? 以 下 的 电力 电缆 敷设 按 35mm 电力 电费 定额 乘 以 系数 0.85 执行 。 
(6) 电力 电缆 头 制作 安装 ( 除 矿 物 绝缘 电缆 外 ) 定 额 均 按 铜 材质 三 芯 (包括 三 芯 连 地 ) 考 虑 
内 ， 遇 下 列 情况 可 按 系 数 调整 。 

С) 铝 芯 电力 电线 头 按 同 截面 铜 蕊 电缆 头 定额 乘 以 系数 0.7。 

© 单 芯 、 双 芯 电力 电缆 头 按 同 截面 电缆 头 定额 分 别 乘 以 系数 0.35. 0.75. 

© 5 芯 电缆 头 制作 安装 按 同 截面 电缆 头 定额 乘 以 系数 1.30，5 芯 以 上 每 增加 一 芯 定额 
曾 加 30%. 

8) 10mm? 以 下 电力 电缆 头 制作 安装 ， 执 行 35mm? 相应 电 头 定额 乘 以 系数 0.75; 
2. сам 采用 压 ( 焊 ) 
端子 的 ， 执 行 第 四 章 相 关子 目 ， 2. ан. 

© 双 屏 蔽 电缆 头 制作 安装 按 同 截面 铜 芯 Ее ， 人 工 含量 乘 以 系数 1.05。 

я 需要 单独 加 工 ， 应 按 实际 加 工 价 计 
算 ( 或 调整 定额 价格 )。 жа 

(7) BART НІН ЕМЕ md nin 另 按 设计 和 工程 量 计算 规则 
加 上 规定 的 损耗 率 计算 费用 。 

ы жытайын, жае 
未 包括 预 分 支 电费 主干 线 吊 持 > 具 的 制作 安装 。 

(9) 电力 电缆 、 预 分 支 电 缆 和 控制 电缆 在 上 "Y NON 适用 于 面积 小 1.5mm? 
且 四 周 封闭 的 竖井 内 和 施工， ША 在 这 样 的 竖井 内 施工 时 ， 人 工 乘 以 1.3。 
о. 一 处 计 ， 保 护 管 按 1 处 /两 端 计算 。 

































































(п) ій 方 执行 湖北 省 公共 专业 相应 定额 。 

(12) 电缆 并 ， 电 缆 槽 管 按 湖北 省 市 政工 程 定额 相关 项 目 执行 ， 电 缆 保 护 管 项 管 按 本 章 
定额 执行 ， 清 单 编码 均 应 按 《市政 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50587 一 2013) 相 关 项 目 列 项 。 

(13) 本 章 定额 未 包括 下 列 工作 内 容 。 

O 隔 热 层 、 保 护 层 的 制作 安装 。 

© 电缆 冬季 施工 的 加 温 工 作 和 在 其 他 特殊 施工 条 件 下 的 施工 措施 费 和 施工 降 效 增加 费 。 

(14) 移动 盖 板 或 揭 或 盖 ， 定 额 均 按 一 次 考虑 ， 如 又 揭 又 盖 ， 则 按 两 次 计算 。 

(15) 直径 $100 以 下 的 电缆 保护 管 敷设 执行 本 册 第 十 一 章 配 管 配 线 有 关 定 额 。 


з. 电缆 工程 工程 量 计 算 规 则 

1) 电缆 长 度 及 敷设 工程 量 计算 

(1) 电缆 长 度 计算 。 

电费 敷设 按 单 根 延 长 米 计算 ， 例 如 ， 一 个 沟 内 (或 架 上 ) 甫 设 3 根 各 长 100m 的 电缆 ， 应 
按 300m 计算 ， 以 此 类 推 。 

注意 : 电 绕 教 设 定额 没有 考虑 因 波 形 教 设 增 加 长 度 、 弛 度 增 加 长 度 、 电 绕 绕 梁 ( 柱 ) 增 
加 长 度 ， 以 及 电缆 与 设备 连接 、 电 绕 接头 等 必要 的 预 留 长 度 ， 因 此 该 长 度 也 是 电缆 敷设 长 
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度 的 组 成 部 分 。 
每 条 电缆 敷设 长 度 =( 水 平 长 度 + 垂直 长 度 + 预 留 长 度 )x(1+2.5% 曲 折 弯 余 量 ) 
Ж: 2.5% В АНА e har А. 






























































电费 敷设 长 度 应 根据 敷设 路 径 的 水 平和 垂直 敷设 长 度 , 按 表 9-4 的 规定 增加 预 留 长 度 。 
表 9-4 ”电缆 敷设 的 预 留 长 度 
























































目 预 留 长 度 (附加 ) 说 
1 电缆 敷设 弛 度 、 波 形 弯 度 、 交 叉 2.5% 按 电缆 全 长 计算 
2 | 电缆 进入 建筑 物 2.0m 规范 规定 最 小 值 
3 | 电缆 进入 沟 内 或 吊 架 时 引 上 (下 ) 1.5m 规范 规定 最 小 值 
4 | 变 电 所 进 线 、 出 线 1.5m 规范 规定 最 小 值 
5 | 电力 电缆 终端 头 1.5m 检修 余 量 最 小 值 
6 | 电缆 中 间接 头 盒 两 端 各 留 2.0m | 检修 余 量 最 小 值 
з VES 

ТЕТІ 保护 屏 及 模拟 盘 、 配 ЕС 

Ё 

E 

[ š 

E 等 增加 长 度 按 被 绕 物 的 断面 情况 计算 增加 长 度 

电梯 电费 与 电缆 架 固定 点 规范 最 小 值 








(2) 电缆 敷设 。 А = 

2013 ЯЙ, Н АЕ, ИККИ, С БИН =. 
ДСБ ЕН Н W AAR, ОЛ О ТАВ ТАТ, ЯХЙА yÑ 
以 “100m” 为 计量 单位 : УРТ, А РЛ Я ДАЧЕ, л ТЕТ И 
工程 定额 中 有 关 问 题 说 明 ” 中 的 规定 进行 换算 。 

矿物 绝缘 电缆 数 设 区 分 芯 数 、 截 面积 和 水 平 、 垂 直 数 设 方式 ， 以 “100m” 为 计量 单位 。 

控制 电缆 敷设 ， 区 分 敷设 环境 与 电缆 芯 数 ， 以 “100m” 为 计量 单位 。 

电费 主 材 费 应 按 电缆 敷设 量 及 其 损耗 量 另 行 计算 。 

2) 电缆 直 埋 时 的 工程 量 计 算 

(Т) 电线 沟 挖 填 及 人 工 开 挖 路 面 。 

电缆 沟 挖 填 应 区 分 一 般 土 沟 、 含 建筑 垃圾 土 、 泥 水 土 、 冻 土 和 石 方 等 ， 均 以 “ma” 为 





















































单位 计算 。 直 埋 电 缆 的 挖 、 填 土 ( 石 ) 方 工程 量 ， 除 特殊 要 求 外 ， 可 按 表 9-5 计算 土方 量 。 
Ж95 直 埋 电 绕 沟 的 控 、 填 土 ( 石 ) 方 量 













项 目 
每 米 沟 长 控 方 量 /mm 
ЖЕ: 1. 两 根 以 内 的 电缆 沟 按 上 口 宽度 600mm、 下 口 宽 度 400mm、 深 度 900mm 计算 。 
2. 每 增加 一 根 电缆 ， 其 宽度 增加 170mm. 
з. 以 上 土方 量 系 按 埋 深 从 自然 地 坪 起 算 ， 如 设计 埋 深 超过 900mm， 多 挖 土方 量 另行 计算 。 
电缆 经 过 道路 ， 人 工 开 挖 路 面 时 ， 则 区 分 路 面 结构 特征 (混凝土 路 面 、 沥 青 路 面 和 砂 石 
路 面 ) 及 其 开 挖 路 面 的 厚度 ， 以 “m*” 为 计量 单位 计算 工程 量 。 
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工作 任务 9 一 


(2) 电费 沟 内 铺 沙 、 盖 保护 板 ( 砖 )。 

定额 子 目 区 分 “ 铺 砂 盖 砖 ”和 “ 铺 砂 盖 保护 板 ”， 按照 电缆 沟 内 敷设 “1~2 根 ” 电 缆 
作为 基本 定额 子 目 ， 以 “每 增 1 根 ” 电 线 为 辅助 定额 子 目 ， 以 “100m” 为 单位 计算 。 

电缆 采用 电线 沟 敷 设 时 ， 需 要 揭 ( 或 盖 ) 电 线 沟 水 泥 盖 板 ， 应 区 分 每 块 盖 板 的 长 度 按 每 
揭 (或 盖 ) 一 次 ， 以 延长 米 “100m” 为 计量 单位 计算 ， 但 是 如 又 揭 又 盖 ， 则 按 两 次 计算 。 

电线 沟 的 盖 板 费用 在 定额 中 未 包括 ， 如 需 制作 盖 板 应 另行 计算 费用 。 

3) 电缆 保护 管 敷 设 





















































定额 将 电缆 保护 管 敷设 分 为 玻璃 钢 电 缆 保 护 管 和 电费 保护 管 甫 设 及 项 管 三 个 子 目 ， 玻 
璃 钢 电 缆 保 护 管 敷设 按 管 径 不 同 以 “100m” 为 计量 单位 计算 ， 电 缆 保 护 管 数 设 和 顶 管 区 分 
管道 材质 (混凝土 管 、 石 棉 水 泥 管 、 铸 铁 管 、 钢 管 、 ii о 以 “10m” 为 
计量 单位 计算 工程 量 。 

电缆 保护 管 长 度 除 按 设计 规定 长 度 计算 外 ， 遇 有 下 列 情 № Ж 9-6 的 规定 增加 保 
护 管 长 度 。 АМ 

表 9-6 «алкана 











ЗЕН 
穿 建筑 物 外 博 
穿 排水 沟 N 
Же 1. ИШҮНЕ 100mm 以 下 套用 本 册 第 十 一 章 “ 配 管 , 配 线 站 程 ”项 目 。 

о ВИРТ НИИ алланы ETAN, BE 09m, 
алалы наои 


4) ТТА 安装 这 

(1) уай 终端 头 及 中 间 头 均 以 “个 ” 为 计量 单位 。 电力 电缆 和 控制 电缆 均 按 一 根 
电缆 有 两 个 终端 头 考虑 。 中 间 电 缆 头 设计 有 图 示 的 ， 按 设计 确定 ， 设 计 没 有 规定 的 ， 按 实 
际 情况 计算 (或 按 平 均 250m 一 个 中 间 头 考虑 )。 

(2) 控制 电缆 “终端 凑 ” 和 “中 间接 头 ”制作 安装 ， 依 据 不 同 芯 数 以 “个 ”为 单位 计 
算 。 保 护 盒 、 铅 套 管 及 固定 支架 另行 计算 。 

5) 电缆 防火 堵 洞 、 隔 板 、 阻 燃 槽 盒 安 装 及 电缆 防护 工程 量 计算 

(1) 电缆 防火 堵 洞 每 0.25m 为 一 处 ， 保 护 管 两 端 为 1 处 ， 工 程 量 计算 以 处 为 计量 单位 
计算 ， 防 火 隔 板 安装 以 “m ”为 计量 单位 计算 ， 阻 燃 模 盒 安装 以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 

(2) 电费 防腐 、 缠 石棉 绳 、 刷 漆 、 剥 皮 均 以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 

6) 电缆 支架 计算 

电费 支架 、 吊 架 、 槽 架 制 作 安装 以 “t” 为 计量 单位 计算 ， 套 用 铁 构件 制作 安装 定额 。 

7) 电缆 不 同 敷设 方法 预算 费用 组 成 

(1) 电力 电缆 埋 地 敷设 施工 图 预算 费用 组 成 。 

电力 电费 埋 地 敷设 施工 图 预算 费用 计算 包括 以 下 6 项 费用 : 电费 沟 开 挖 、 电 缆 沟 回填 
务实、 电费 沟 铺 沙 盖 砖 (或 盖 板 )、 电 力 电缆 埋 地 敷设 、 电 缆 中 间接 头 制作 安装 、 电 费 终 端 
头 制 作 安装 。 下 面 就 每 一 项 费用 工程 量 计算 和 定额 的 套用 进行 详细 的 说 明 。 
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@ 电缆 沟 挖 填 人 工 开 挖 路 面 。 
定额 分 不 同 土质 以 “mm ”为 单位 ， 电 费 沟 挖 填 工 程 量 计 算 公式 ， 
大 1/2( 电 费 沟 上 底 + 上 底 )x 电 缆 沟 深 x 电 缆 线 路 长 度 


< ҒАС 
某 电缆 沟 上 口 宽度 为 600mm， 下 口 宽度 为 400mm， 深 度 为 900mm， 电 缆 线 路 长 度 为 100m， 求 电缆 
沟 挖 填 施工 费 为 多 少 。 
【 解 】(1) 计算 电缆 沟 挖 、 填 工程 量 : 
ү-1/2(0.4--0.6)<0.9х100-0.45х 100=45(т?) 
(2) 计算 定额 单位 数 : \ 入 
单位 数 = 工程 量 /定额 单位 =45/100=0.45 
(3) 人 工控 沟 楼 施工 费 : 如 是 一 、 二 类 土 ， 定 额 基价 为 2029.57 Ra 上 《湖北 省 房屋 建筑 与 装饰 工 

















程 消耗 量 定额 及 基价 表 》)。 
工程 施工 费 = 定 额 单位 数 x 基 价 = -0452029 57-913. 31( 元 ) 
(4) 填 土 填 夯 ( 槽 、 坑 ) 施 工 费 : 定额 基价 为 1057.03 к 《湖北 省 房屋 建筑 与 装饰 工程 消耗 量 定 
额 及 基价 表 》)。 


工程 施工 费 = кили 0.45x1057.03=457.66( 元 ) 
所 以 此 工程 电缆 沟 挖 填 施工 认为 ее АЖ 9-7. 


жө? om > 
基价 合 价 /元 


@ ЙН. р 
电缆 沟 铺 沙 盖 砖 定额 单位 为 “100m”。 电 缆 沟 铺 沙 盖 砖 工程 量 计算 方法 : 
计算 电缆 沟 铺 沙 盖 砖 工程 量 = 施工 图 线路 长 度 
计算 定额 单位 数 = 工 程 量 /定额 单位 
计算 工程 费用 = 定额 单位 数 x 基 价 单价 

当 电 缆 埋设 根 数 为 1 一 2 根 时 查 定额 编号 为 C4-789， 基 价 单价 为 1561.84 元 (《 湖 北 省 
通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》); 当 每 增 一 根 时 ， 定 额 编号 为 C4-790， 基 价 单价 
为 561.49 元 ; 当 电 缆 埋 设 根 数 为 n 根 时 ，n 根 电缆 沟 的 铺 沙 盖 砖 基价 单价 为 1 一 2 根基 价 
+(n-2) 每 增加 一 根基 价 单价 。 









































P. 3 Ж, 3 8 38 D 3 Bs Ж #5 1 一 2 根基 价 + 每 增加 一 根基 价 单价 
=1561.84+561.49=2121.33( 元 )。 

若 电缆 埋 地 敷设 电缆 根 数 为 5 根 ， 线 路 总 长 度 为 100m， 求 此 工程 的 铺 沙 盖 砖 工程 施工 费 。 

【 解 】(1) 计算 电缆 沟 铺 沙 盖 砖 工程 量 = 施工 图 线路 长 度 =100m。 


ЖУЛ зов 
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(2) 计算 定额 单位 数 = 工程 量 /定额 单位 =100/100=1. 
з) 工程 费用 = 定额 单位 数 x 基价 单价 . 
查询 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 ЖИН ”电气 设备 安装 工程 》 定 额 G4-718 和 
G4-790， 计 算 5 根 电缆 沟 铺 沙 盖 砖 基价 单价 为 
1 一 2 根基 价 +(5-2)x 每 增加 一 根基 价 单价 =1561.84+3x561.49=3246.31( 元 ) 
电缆 沟 铺 沙 盖 砖 工程 费用 = 定额 单位 数 x 基 价 单价 =1x3246.31=3246.31( 元 ) 


© 电力 电缆 埋 地 敷设 费用 。 
电缆 数 设 按 单 根 延长 米 计算 ， 定 额 单位 为 “100m” 电 费 主 材 为 未 计价 材料 ， 在 直接 费 
中 单独 计算 电缆 主 材 费 ， 每 敷设 100m 电费 实际 消耗 电缆 数量 为 101lm， 即 数 设 一 个 定额 单 
位 的 电缆 实际 消耗 电线 为 101m。 
工程 中 实际 消耗 的 电缆 数量 计算 公式 为 
实际 消耗 电缆 长 度 = NS А 


«Тән 说 明 ж” 


тим 100т, BAREA 5 根 ， 电 绕 预 算 价格 每 米 
单价 为 300 元 ， 求 电 统 数 设 直接 刘 
св tri 和 电缆 主 村 费 ， 计 算 过 程 如 下 。 
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< R= 图 9.9 менни 
按 图 中 计 TA 并 考虑 电缆 在 名 由 预 留 长 度 ， 查 预 留 长 度 系数 表 得 系数 分 别 为 : 进 建筑 
物 2.0m; 变 电 所 进 线 、 出 线 1.5m; 电缆 进入 沟 内 1.5m; 高 压 开关 柜 及 低压 配 电 箱 2.0m; 电力 电缆 终端 头 
1.5т. 
(1) 电缆 埋 地 敷设 工程 量 : 
1(100+2.0х2+1.5х2+1.5х2+2.0х2+1.5х2)х(1+2.5%)х5=599.65(т) 
(2) 计算 定额 单位 数 : 
定额 单位 为 100m， 定 额 单 位 数 为 : 599.65/100=5.9965. 
(3) 计算 电缆 埋 地 敷设 费 : 
电缆 埋 地 敷设 工程 费 = 定 额 单位 数 x 基 价 单价 (《 湖 北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》) 
=5.9965x1176.36=7054.04( 元 ) 
(4) 计算 电缆 主 材 费 : 
电缆 主 材 费 = 定 额 单位 数 x101x 电 缆 预 算 价格 每 米 单价 
=5.9965x101x300=181693.95( 元 ) 
(5) 此 工程 电缆 敷设 直接 费 : 
工程 直接 费 = 工 程 安装 施工 费 + 主 材 费 =7054.04+181693.95=188747.99( 元 ) 
整个 计算 过 程 见 表 9-8. 
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表 9-8 电费 埋 地 敷设 预算 费用 


基价 
单价 /元 






















基价 
合 价 /元 


工程 
项 目 
电力 电缆 敷设 ( 电 
缆 截 面 120mm? 5.9965 1176.36 
以 内 ) 
电缆 主 材 费 605.6465 

@ 电缆 中 间接 头 制作 安装 。 

电力 电缆 中 间接 头 以 “个 ”为 计量 单位 ， 工 程 量 确定 根据 设计 图 中 所 示 中 间 电 缆 头 个 
数 为 准 计算 ， 设 计 没有 规定 的 ， 按 实际 情况 计算 ， 或 按 平 均 250m 一 个 中 间 头 考虑 。 根 据 
施工 方法 套 定额 计算 制作 安装 费 及 主 材 费 。 Ж 

© ња ОГО? 

电线 终端 头 制作 安装 定额 单位 是 “个 ”， 确 定 工 тан нана нді 算 ， 
根据 具体 的 施 [方法 套 定额 计算 制作 安装 费 和 主 材 费 чы ве 


РА 
如 Rb aaa НЕЗ T E л Ë ПЕ 套 定 额 可 计算 出 制作 安装 


费 为 3193.60 元 ， 见 表 9-9. Қ” Na 
š 99 панаа ав 








定额 编号 











7054.04 






C4-721 

































= = 基价 
序号 /2 工程 项 目 A 合 价 /元 
户 内 热 缩 式 电力 电缆 终端 尖 制 作 、 安 кт 


“| ж“(аку 以 内 ) 


(2) 电力 电缆 穿 保护 管 敷设 施工 图 预算 费用 组 成 。 

电力 电缆 穿 保 护 管 数 设施 工 图 预算 费用 计算 包括 6 项 费用 : 电缆 沟 开 挖 、 电 缆 沟 回填 
夯实 、 电 力 电缆 保护 管 敷设 及 项 管 、 电 力 电 缆 穿 管 敷设 、 电 费 中 间接 头 制作 安装 、 电 缆 终 
端 头 制作 安装 。 下 面 就 每 一 项 费用 工程 量 计算 和 定额 的 套用 进行 详细 的 说 明 。 

电线 沟 开 挖 、 电 缆 沟 回填 夯实 、 电 力 电 费 穿 管 敷设 、 电 缆 中 间 头 终端 头 制作 安装 等 工 
程 量 计算 与 前 面 所 讲 的 内 容 相 同 ， 套 定额 时 根据 不 同 施工 方法 分 别 进行 套用 。 直 接 费 的 组 
成 同样 包括 施工 费 和 主 材 费 。 

电力 电缆 保护 管 的 数 设 以 “10m” 为 定额 单位 ， 保 护 管 分 不 同 材质 和 管 径 分 别 套 定额 ， 
管材 有 混凝土 管 、 石 棉 水泥 管 、 和 铸铁 管 、 钢 管 、 硬 质 塑料 管 等 。 顶 管 安装 以 “ 根 ”为 单位 ， 
分 为 长 10m、20m 两 种 规格 分 别 套用 定额 。 电 费 保 护 管 的 敷设 工程 量 = 线路 长 度 + 垂直 长 度 。 


«Тан 说 明 


已 知 电缆 甫 设 采 用 穿 管 敷设 ， 线 路 如 图 9.9 所 示 : 5 根 电缆 分 别 穿 5 根 SC50 钢管 做 保护 ， 土 方 工程 
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采用 人 工作 业 方 式 ，SC50 钢管 每 米 单价 为 2033 元 ， 试 计算 电缆 穿 管 敷设 土方 工程 费 及 保护 管 敷设 直接 
费 (《 湖 北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》). 
【 解 】(1) 计算 电缆 穿 管 敷设 土 方 量 预 算 费 用 。 
电缆 保护 管 埋 地 敷设 土方 量 ， 凡 有 施工 图 注 明 的 ， 按 施工 图 计算 ; 无 施工 图 的 ， 一 般 按 沟 深 0.9m, 
沟 宽 按 最 外 边 的 保护 管 两 侧 边 缘 外 各 增加 0.3m 工作 面 计算 . 
计算 公式 为 
V=(D+2x0.3)hL 
АФ: 0— ЖЕУ, m; 
1%, п; 
L— HK, т; 
03--ӨРЕЙШІЧЕЕАФ, m. 
SC50 是 厚 壁 钢管， 管内 径 为 S0mm， 设 壁 厚 为 smm， — 2а 一 共 5 根 保护 管 ， 则 
D=0.06x5=0.3(m). у: 


V=(D+2x0.3)hl=(0.3+2x0.3) x 0.9x по 

计算 定额 单位 数 套 定额 计算 人 工 挖 土方 量 与 人 工 回填 夯 дж 用 。 查 定额 G1-140, $ l00m° 
土方 量 开 控 费用 为 2029.57 元 ; 查 定额 G1-281， 每 100m° АА | 填 夯 实 费 用 为 1057.03 元 ， 则 电缆 穿 管 
敷设 开 挖 土方 与 回填 夯实 土方 预算 费用 为 : ПЕС 00х1057.03-2555.23(70). 

(2) 电缆 保护 管 数 设 费 用 。 aX, 

el 

根据 保护 管 数 设 工程 量 计算 定额 单位 数 类 可 计算 出 保护 管 数 设 费用 : 

SC50 Ж Ф .Ж.Ұ-100х5-500(г 

АТИН A SOmm Ж EAT RA ERPAT ЕЛ CARPETE, л 
EERE LI ФЕ 02 ху. 
ñ Anara EAH s 
查 定额 C4-1055; SÕ 100m 49-846 4413) 元 ; 电缆 保护 管 甫 设 费 = 定额 单位 数 x 基 价 单价 
=5х1413.84=7069:20(75). 仿生 

ea 安装 100m 保护 管 实际 消耗 保护 管 长 度 为 103m， 所 
以 在 此 工程 中 保护 管 的 总 消耗 量 可 用 以 下 公式 计算 . 

电缆 保护 管 主 材 长 度 = 定 额 单位 数 x103=5x103=515(m) 
电 绕 保护 管 主 材 费用 = 主 材 长 度 x 每 米 单价 =515x20.33=10469.95( 元 ) 
电缆 保护 管 甫 设 直 接 工程 费 = 基 价 合 价 (施工 费 )+ 主 材 费 =7069.20+10469.95=17539.15( 元 ) 


(3) 电费 沿 沟 支 架 敷设 施工 图 预算 。 

电缆 沿 沟 支 架 甫 设施 工 图 预算 费用 计算 包括 7 项 费用 : 电缆 沟 开 挖 、 电 缆 沟 砌 筑 、 支 
架 的 制作 安装 、 盖 揭 电缆 沟 保护 板 、 电 力 电缆 敷设 、 电 缆 中 间接 头 制作 安装 、 电 缆 终 端 头 
制作 安装 。 各 项 费用 计算 方法 与 前 面 所 述 内 容 相似 ， 只 是 在 预算 中 要 注意 ， 保 护 板 的 主 材 
费 和 电缆 沟 的 砌 筑 在 本 册 定 额 中 没有 涉及 ， 费 用 按 土建 预算 考虑 。 

支架 的 制作 、 安 装 工程 量 计算 与 线路 的 长 度 、 电 缆 固 定点 间距 及 支架 层 数 的 关系 

支架 制作 安装 工程 量 = 线 路 长 度 /电缆 固定 点 间距 x 支 架 层 数 x 每 根 支架 的 质量 

套用 第 四 册 第 十 三 章 铁 构件 制作 、 安 装 定额 ， 根 据 工 程 量 和 定额 计算 支架 制作 、 安 装 
费 ， 并 另 计 支 架 主 材 费 。 

(4) 电费 沿 支 架 甫 设施 工 图 预算 方法 。 

电缆 沿 沟 支 架 囊 设施 工 图 预算 费用 计算 包括 4 项 费用 : 支架 的 制作 安装 、 电 力 电 缆 敷 
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设 费 用 、 电 缆 中 间接 头 制作 安装 、 电 缆 终 端 头 制作 安装 。 各 费用 计算 方法 与 前 面 所 述 内 容 





(5) 电费 沿 钢 索 敷设 施工 图 预算 。 
电费 沿 钢 索 敷设 施工 图 预算 费用 计算 包括 4 项 费用 : 钢 索 架设 、 电 力 电线 敷设 费用 、 
电费 中 间接 头 制作 安装 、 电 缆 终 端 头 制作 安装 。 钢 索 架 设 工程 量 计算 根据 电缆 平行 还 是 垂 
直 敷 设 两 种 方法 来 计算 。 

O 电缆 平行 钢 索 敷设 : 钢 索 架设 工程 量 = 线 路 长 度 。 

© АИИ. 钢 索 架设 工程 量 = 线路 长 度 /固定 点 间距 x 每 根 钢 索 长 度 。 

钢 索 架设 套用 定额 第 四 册 第 十 一 章 配 管 项 目 中 的 钢 索 架设 定额 ， 并 另 计 主 材 费 。 

(6) 电费 桥架 敷设 施工 图 预算 。 

电缆 桥架 敷设 施工 图 预算 费用 计算 包括 4 项 费用 : 电力 电缆 敷设 费用 、 
P 间 接头 制作 安装 、 电 缆 终 端 头 制作 安装 。 ш, 与 前 面 所 述 内 容 相似 。 


рə. ТУ Кш 


某 电缆 敷设 工程 采用 电缆 沟 铺 沙 盖 砖 直 埋 ， RR Ж. ai 如 图 9.10 所 示 ， 变 
TEST: 长 .室外 电缆 敷设 共 100 m 长 ， 中 间 穿 过 热力 管 
沟 ， 热 力 管 沟 宽 500mm a =. 钢管 保护 。 设 SC50 钢管 20.33 л/т, 1% 300 元 /m， 
岩 棉 保温 板材 料 1000 T/m, линия Вт, жікке, 
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图 9.10 ”电缆 敷设 示意 图 


【 解 】(1) 预算 工程 项 目 : 电缆 敷设 工程 分 为 挖 电缆 沟 、 电 缆 沟 土方 回填 夯实 、 电 缆 沟 铺 沙 盖 砖 、 电 纱 
数 设 、 保 护 管 数 设 、 电 缆 终 端 头 制作 、 电 绕 保护 管 隔 热 板 安装 . 

(2) 计算 工程 量 . 

Ф 挖 电缆 沟 土方 量 工程 量 : (0.45+0.153x4)x100+(0.06x5+0.3x2) x 0.9x15=118.35(m°). 

人 工 挖 沟 槽 定额 单位 为 100m;。 

人 工 挖 沟 槽 定额 数量 为 118.35/100=1.1835- 

Ф 电缆 沟 土方 回填 夯实 : (0.45+0.153x4)x100+(0.06x5+0.3x2) x 0.9x15=118.35(m°). 

填 土 填 夯 ( 模 、 坑 ) 定 额 单位 为 100m. 

填 土 填 夯 ( 槽 、 坑 ) 定 额 数量 为 118.35/100=1.1835. 

О 电缆 沟 铺 沙 盖 砖 工程 量 : 100m/100=Im. 

© 每 增加 一 根 电 缆 ， 电 缆 沟 铺 沙 盖 砖 工程 量 : (100x3)m/100=3m. 

О 电缆 敷设 工程 量 。 


ШРИ 212 





ЖЕ 910 计算 电缆 数 设 工程 量 ， 并 考虑 电缆 在 各 处 预 留 长 度 ， 查 预 留 长 度 系数 表 得 系数 分 别 为 : 进 
建筑 物 2.0m; 变 电 所 进 线 、 出 线 1.5m; 电缆 进入 沟 内 1.5m; 高 压 开关 柜 及 低压 配 电 箱 2.0m; 电力 电缆 终 
端 头 1.5m. 

L=(100+10+5+2.0x2+1.5x2+1.5x2+2.0x2+1.5x2)x(1+2.5%)x5=676.5(m) 
电缆 敷设 定额 单位 为 100m， 定 额 单位 数 为 : 676.Sm/100=6.765. 

每 敷设 一 个 定额 单位 的 电缆 实际 消耗 电缆 的 数量 为 101m， 电 绕 总 的 定额 单位 数 为 6.765， 实 际 消耗 
УУ,(4х50)8,% š К Ж 6.765х101=683.265(т). 

@ 电缆 保护 管 敷设 工程 量 。 

电缆 在 经 过 热力 管 沟 时 电缆 应 加 套 保护 管 ， 并 采取 隔 热 措 施 ， 其 保护 管 与 隔 热 板 尺 寸 见 图 9.11 电缆 
经 过 热力 管 沟 的 施工 工艺 图 。 

保护 板 热力 沟 








Omma „л Sorma 
一 图 9.11 电缆 经 过 热力 管 沟 的 施工 工艺 


电缆 保护 管 5С50 T EE: (5+10+1.0x2+0.50.122)x5=88.5(m), ХФ 0.5m 为 热力 管 沟 宽 ，1.0x2 5% 
护 管 从 热力 管 浇 责 边 边 界 延 长 lm，0.1x2 为 电缆 保护 管 超过 上 面 隔 热 垫 板 01; 定额 单位 为 100m， 定 客 
单位 数 为 88.5/10030.885; 保护 管 主 材 为 未 计价 材料 ， 数 设 一 个 定额 单位 的 保护 管 实 际 消耗 钢管 的 长 度 为 
103m， 此 工程 中 所 消耗 的 钢管 主 材 长 度 = 定 额 单位 数 *103=0.885x103=91.155(m). 

O 隔 热 垫 板 安装 。 

岩 棉 保温 板 尺 寸 : 长 =1000mm+500mm+1000mm， 宽 =1000mm+400mm(S 根 电缆 间距 )+1000mm， 厚 
50mm. 

工程 量 : 2.5x2.4x0.05=0.3(m). 

定额 单位 : 10 m, 

定额 数量 : 0.3/10=0.03。 

ЖЖ: 0.3x1000=300( 元 ). 

(3) 套用 定额 (《 湖 北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》)， 计 算 结 果 见 表 9-10. 


表 9-10 ”电缆 工程 示例 计算 结果 










工程 项 目 

























а: 
1 [61-140 “| 人 工控 沟 模 2029.57 | 2402.00 
2 |G1-281 [HERS 0) 1057.03 |1250.96 
з | c4-789 “| 电缆 沟 铺 沙 盖 砖 1561.84 | 1561.84 








1684.47 
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== 
续 表 
序 | ”定额 基价 | 主 材 主 材 
号 | 编号 ЖАН 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 元 | amz 
5 |салоѕѕ | БЕНЕН 1413.84 | 1251.25 
50тт) 
6 钢管 主 材 费 20.33 |1861.21 
roam |65 8 5 8 tt (ra m R E 1176.36 |7958.08 


120mm? 以 内 ) 
8 电线 主 材 长 度 
户 内 热 缩 式 电力 电缆 终端 头 





300 205087.50 











9 | c4-811 аре, азе тку 以 内 ) 319.36 |3193.60 
10 | C12-1331 | 岩 棉 板 i 1016.65 | 30.50 
11 岩 棉 板 主 材 1000 |300 














合计 | | | |95270 207248.71 


9.2.4” 防 雷 及 接地 装置 工程 
1， 防 雷 及 接地 装置 工程 定额 内 容 


本 章 内 容 包 括 建筑 物 、 а у аяна, 设备 接地 以 及 避雷 针 的 
接地 装置 等 安装 项 目 。 


2， 防 雷 及 接地 装置 工程 定额 有 关 问 题 说 明 2, 


(1) 户外 接地 母线 敷设 定 E 额 系 按 自然 地 坪 和 一 җа. 质 综合 考虑 的 ， 包括 地 沟 的 挖 填 
和 夯实 工作 ， 执 行 本 定 : 领 时 不 应 再 计算 EJE, шай 石 方 、 矿 渣 、 积 水 、 障 得 物 等 情况 ， 
可 另行 计算 。 
(2) 本 章 定额 不 适 于 采用 爆破 法 施 瑟 дінінін. 安装 接地 极 ， 也 不 包括 高 土壤 电阻 
率 地 区 采用 换 生 或 化 学 处 理 的 接地 装置 及 接地 电阻 的 测定 工作 。 
(3) 本 章 定额 中 ， 避 雷 针 的 安装 、 半 导体 少 长 针 消 雷 装置 安装 均 已 考虑 了 高 空 作 业 的 
因素 。 

(4) 独立 避雷 针 的 加 工 制作 执行 本 册 “ 一 般 铁 构件 ”制作 定额 。 

(5) 防 雷 均 压 环 安装 定额 是 利用 建筑 物 圈 梁 主 筋 作为 防 雷 接地 连接 线 考虑 的 ， 烛 接 
两 根 主 筋 考虑 ， 超 过 时 可 按 比 例 调整 ， 长 度 按 设计 需要 作 均 压 接地 的 圈 梁 中 心 线 长 度 ， 
延长 米 计 算 。 如 果 采 用 单独 扁 钢 或 者 圆 钢 明 敷 作 均 压 环 时 ， 可 执行 “接地 母线 明 甫 ”项 目 。 
(6) 箱 体 半 周 长 200mm 以 内 的 等 电位 箱 ( 盒 ) 安 装 执行 “卫生 间 等 电位 盒 安 装 定额 ” `F 
周 长 大 于 200mm 的 ， 执 行 “ 等 电位 箱 安装 ”定额 。 

(т) 卫生 间 等 电位 均 压 环 安装 ， 按 卫生 间 楼 地 面 圈 梁 钢筋 使 用 多 10 一 14 
考虑 ， 定 额 已 包括 引 至 等 电位 盒 的 圆 钢 。 

(8) 等 电位 箱 与 卫生 间 等 电位 盒 采 用 楼 底板 钢筋 网 焊接 联通 时 ， 无 论 跨 接 或 点 焊 连 接 ， 
均 套 用 本 章 “ 卫 生 间 等 电位 均 压 环 数 设 ” 定 额 。 定 额 是 按 两 根 钢筋 考虑 的 ， 如 设计 要 求 超 
过 两 根 时 ， 每 增加 一 根 钢筋 ， 定 额 含量 增加 50%. 

(9) 利用 电缆 、 电 线 铜 绞 线 作 接 地 引 下 线 时 ， 配 管 、 穿 线 执行 本 册 第 十 一 章 中 同 规格 
的 相应 项 目 ， 电 缆 甫 设 实 行 本 册 第 八 章 相应 项 目 。 
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(10) 柱 主 筋 与 圈 梁 钢筋 连接 每 处 按 两 根 主 筋 与 两 根 圈 染 钢筋 分 别 焊接 考虑 ， 超 过 时 可 
按 比例 调整 。 

(11) 屋面 彩 钢板 防 雷 接地 ， 按 引 下 线 与 彩 钢板 焊接 处 的 彩 钢板 面积 计算 工程 量 。 此 彩 
钢板 如 与 周边 彩 钢板 之 间 采 用 焊接 连接 的 也 应 将 其 面积 计 入 工程 量 。 

3.， 防 雷 及 接地 装置 工程 量 计算 规则 


р 接地 极 安装 

(D 接地 极 ( 板 ) 制 作 安装 。 

接地 极 包括 钢管 、 角 钢 、 圆 钢 、 铜 板 、 钢 板 接 地 极 。 接 地 极 制作 安装 项 目 已 包含 ， 尖 
端 及 加 固 帆 加工、 接地 极 打 入 地 下 及 埋设 、 下 料 、 加 工 、 焊 接 。 定 额 中 不 包括 接地 极 、 接 
地 板材 料 的 费用 ， 应 另行 计算 。 

OD 钢管 、 角 钢 、 贺 钢 接地 极 以 根 为 计量 单位 ， пота 分 别 套 相 应 定额 ， 
设计 无 规定 时 ， 每 根 长 度 按 2.5m 计算 。 

шунт. 
























































@ 铜板 、 钢 板 接地 极 以 “ 块 ”为 计量 单位 计算 工 上 质 套用 相应 定额 子 目 。 
(2) 接地 跨 接线 、 构 架 接 地 、 жақан” 
接地 跨 接线 是 指 接地 母线 遇 有 障碍 (如 有 颖 等 ) 需 跨越 时 相连 接 的 连接 线 或 利 





用 金属 构件 、 金 属 管道 作为 接地 线 时 ， М 的 连接 线 。 要 注意 的 是 ， 金属 管道 敷设 中 
通过 箱 、 盘 、 42 22. 5 跨 接线 ) 已 包括 在 管道 敷设 定额 中 ， 不 得 重 
复 计算 。 构 架 接地 是 指 金属 构筑 物 的 接 i Sau gO 为 了 防止 侧 击 
雷 ， 高 层 建筑 的 金属 窗 也 需 接 闻 。、 

接地 跨 接线 、 构 架 接 地 工作 内 容 包括 : 下 料 、 а. RE, Д. ME И. 











钢 铝 窗 接地 工作 内 容 包括 : PE FER 、 打眼 、 埋 卡子 、 爆 接 、 固 定 、 刷 漆 。 

ee vt a 10 Ж” ТТА PLN, 接地 跨 接 线 每 跨 接 一 次 为 “一 
处 ” 一 个 金 地 为 “一 处 ”"。 构 架 接地 以 “处 ”为 计量 单位 ， 一 个 需要 做 接地 跨 接线 
的 金属 构架 为 一 

2) ҮҮТ 


接地 母线 按 施 工 图 设计 长 度 另 加 3.9 ІНЕН. ЕКЕЖ, ЖБ, Je 
接头 所 占 长 度 )， 以 “10m” 为 计量 单位 计算 工程 量 ， 并 区 分 户 内 接地 母线 、 户 外 接地 母线 、 
铜 接地 绞 线 、 钢 排 接地 母线 形式 分 别 套用 定额 子 目 。 

计算 公式 : 接地 母线 长 度 = 按 施工 图 设计 尺寸 计算 的 长 度 x(1+3.9%)。 

计算 时 特别 要 注意 : 

(1) 工作 内 容 包 括 挖 地 沟 、 接 地 线 平 直 、 下 料 、 测 位 、 打 眼 、 埋 卡子 、 爆 弯 、 敷 设 、 
焊接 、 回 填 土 夯实 、 刷 漆 。 

(2) 接地 母线 一 般 采 用 镀 锌 圆 钢 、 镀 锌 扁 钢 或 铜 绞 线 ， 其 材料 本 身 费 用 另行 计算 。 

(3) 母线 地 沟 内 的 挖 方 量 是 按 (自然 沟 底 宽 0.4m、 上 口 宽 0.5m、 深 0.75m) 每 米 沟 长 
0.34” 挖 填 土方 量 综合 在 定额 内 的 。 如 设计 要 求 埋设 深度 与 定额 不 同 或 沟 内 遇 有 石 方 、 矿 
渣 、 积 水 、 障 碍 物 等 情况 ， 应 另行 调整 土方 量 。 

3) 避雷 针 ( 网 ) 制 作 、 安 装 

(1) 避雷 针 制 作 以 “ 根 ” 为 计量 单位 ， 独 立 避 雷 针 的 加 工 制作 应 执行 “一 般 铁 构件 制 
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作 ” 


安装 位 置 和 针 长 套用 相应 定额 。 


应 定 


14m 
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定额 或 按 成 品 计算 。 
避雷 针 制 作 区 分 不 同 材质 (钢管 、 圆 钢 )， 按 照 不 同 高 度 分 别 套用 相应 定额 。 
(2) 避雷 针 在 构筑 物 上 的 安装 以 “ 根 ”为 计量 单位 ， 区 分 不 同 构筑 物 及 构筑 物 的 不 同 
































O 避雷 针 装 在 烟 身 上， 区 分 安装 高 度 (25m、50m、100m、150m、250m 以 内 ) 套 用 相 
额 。 
@ 避雷 针 装 在 建筑 物 上 , 区 分 平 屋面 上 和 墙 上 , 并 区 分 针 高 (2m、5m、 7m、 10m、 12m、 
以 内 ) 套 用 相应 定额 。 
@ 避雷 针 装 在 金属 容器 上 ， 区 分 容器 项 上 和 容器 壁 上 ， 并 区 分 针 长 (3m、7m 以 内 ) 套 
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қт 














ханам 


P: 3.9% 


应 定额 。 
© 装 在 构筑 物 上 的 避雷 针 ， 区 分 杆 上、 水泥 杆 上 、 анығы 分 别 套用 相应 定额 。 
O 避雷 针 拉 线 安装 ， 以 “三 根 拉线 ”为 一 组 ， 以 ке А 量 单位 。 
(3) 独立 避雷 针 安 装 。 N 
独立 避雷 针 是 指 不 依附 在 建筑 物 上 的 避雷 针 ， 其 安装 区 分 避雷 针 的 不 同 高 度 以 “ 基 ” 
量 单位 。 5 

sa 

ë 








(4) 避雷 网 安装 。 x 
Жар зеза Е UATR, 1 кі | 作 、 均 压 环 安装 、 卫 生 间 等 电位 均 压 环 
、 柱 主 筋 与 圈 梁 钢筋 焊接 定额 对 着 А 
Ф атову асте ачен ра оазе, 沿 折 
架 数 设 )， 以 “10m” 为 计量 单 和 计算 。 00007 
避雷 带 (网 ) 计 算 公式 汉 _ Ж. 

igo KIES БЕЙЕТ МеВ А-1 3950 
ЖН, ЖЕМЕЙ БЕЕК ТЕЛЕНИН. 
O 混凝土 块 制作 以 “10 块 ”为 计量 单位 计算 。 
© 均 压 环 工程 量 计算 。 均 压 环 分 为 防 雷 均 压 环 数 设 与 卫生 间 等 电位 均 压 环 两 种 情况 。 
环 主要 考虑 利用 图 梁 内 主 筋 作 均 压 环 接地 连 线 ， 按 焊接 两 根 主 筋 考虑 ， 超 过 两 根 时 ， 
比例 调整 。 防 雷 均 压 环 敷设 和 卫生 间 等 电位 均 压 环 均 以 “10m” 为 计量 单位 。 防 雷 均 
按 设计 需要 做 均 压 接地 的 楼 层 圈 梁 中 心 线 长 度 ， 以 延长 米 计算 ， 具 体 层 数 可 根据 施工 
的 说 明确 定 ， 若 无 说 明 ， 则 按 规范 规定 每 隔 三 层 计算 一 次 。 卫 生 间 等 电位 均 压 环 长 度 
生 间 轴 线 周 长 尺 寸 计算 。 
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а) 柱子 主 筋 与 圈 梁 钢筋 焊接 工程 量 。 每 处 按 两 根 主 筋 与 两 根 圈 梁 钢筋 分 别 焊接 连接 考 
如 果 焊 接 主 筋 和 圈 梁 钢筋 超过 两 根 ， 可 按 比例 调整 。 需 要 连接 的 柱子 主 筋 和 圈 梁 钢筋 
按 设 计 规 定 计 算 ， 定 额 以 “10 处 ”为 计量 单位 。 

4) 避雷 引 下 线 敷 设 、 断 接 卡 子 制作 、 安 装 工程 量 

工作 内 容 : 平 直 、 下 料 、 测 位 、 打 眼 、 埋 卡子 、 焊 接 、 固 定 、 刷 漆 。 

(1) 防 雷 引 下 线 敷设 。 
防震 引 下 线 敷设 区 分 : 利用 金属 构件 作为 防震 引 下 线 、 用 扁 钢 或 圆 钢 人 工 设置 防 雷 引 
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、 利 用 建筑 物 柱 内 主 筋 作为 防 雷 引 下 线 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 
Q 利用 建筑 物 柱 内 主 筋 作为 引 下 线 。 每 一 根 柱 内 按 焊 接 两 根 主 筋 考虑 ， 如 果 焊 接 主 筋 





























工作 任务 ” vapasarppunp'ssssssss 
数 超过 两 根 ， 按 比例 调整 。 
@ 用 扁 钢 或 圆 钢 作为 引 下 线 。 采 用 圆 钢 或 扁 钢 沿 建筑 物 、 构 筑 物 敷设 引 下 线 时 ， 其 长 
度 按 垂直 规定 长 度 另 加 3.9% 的 附加 长 度 ( 指 转 弯 、 避 绕 障 碍 物 、 搭 接头 所 占 长 度 ) 计 算 ， 要 
注意 的 是 引 下 线 支持 卡子 的 制作 与 埋设 已 包含 在 定额 内 。 
引 下 线 长 度 计算 公式 为 
引 下 线 长 度 = 按 施工 图 设计 的 引 下 线 敷设 长 度 x(1+3.9%0) 
(2) 断 接 卡 子 制作 、 安 装 。 
在 测量 接地 装置 的 接地 电阻 时 , 需要 通过 断 接 卡子 断 开 人 工 引 下 线 和 接地 装置 的 连接 。 
断 接 卡子 制作 、 安 装 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 
特别 要 注意 ， 利 用 柱 内 主 筋 作为 引 下 线 时 ， 由 于 结构 主 筋 不 可 能 断 开 ， 所 以 不 能 装 设 
断 接 卡 子 ， 但 应 预 埋 接地 端子 板 并 设置 接地 电阻 测试 箱 ， 接 地 端子 板 套用 上 断 接 卡子 制作 安 
装 ， 接 地 电阻 测试 箱 套用 端子 箱 安装 。 „Ха 
5) 半导体 少 长 针 消 雷 装置 、 球 状 避 雷 器 安装 «М 
(1) 半导体 少 长 针 消 雷 装置 安装 。 О 
半导体 少 长 针 消 雷 装置 是 一 种 新 型 的 防 直 1 ар 








































































































品 ” 它 利用 金属 针 状 电极 的 尖端 放电 
原理 ， 使 雷 云 电 荷 被 中 和 ， 从 而 不 至 发 生 雷 击 现象 》 半 导体 少 长 针 消 雷 装置 安装 以 “ 套 ” 
为 计量 单位 ， 按 设计 高 度 分 别 执行 相应 定额 中 装置 本 身 由 设备 制造 厂 成 套 供 货 。 

(2) 球状 避雷 器 安装 。 SA I 

ТТГ О АЕ С.І 
ИЫ, JEER IR RIE A тат ЖИГАН АЛЫ E 
流 强度 ， 使 被 保护 设备 о Улат 
油库 等 构筑 物 。 球 状 避雷 器 以 “ 套 ”为 计量 单位 > 一 
O 屋顶 彩 钢板 防 圭 接地、 等 电位 箱 ( 丛 ) 安 装 
а) 屋顶 防 雷 接地 安装 。 
屋面 彩 钢板 防 雷 接地 安装 工程 量 , 按 引 下 线 与 彩 钢板 焊接 处 的 彩 钢板 面积 计算 工程 量 。 
此 彩 钢板 如 与 周边 彩 钢板 之 间 采 用 焊接 连接 的 也 应 将 其 面积 计 入 工程 量 。 屋 面 彩 钢板 防 雷 
楼 地 安装 工程 量 “10m?” 为 计量 单位 。 
D 等 电位 箱 ( 盒 ) 安 装 。 
箱 体 半 周 长 200mm 以 内 的 等 电位 箱 ( 盒 ) 安 装 执行 “卫生 间 等 电位 盒 安装 定额 ” FA 
长 大 于 200mm 的 ， 执 行 “ 等 电位 箱 安装 ”定额 。 等 电位 箱 以 “个 ”为 计量 单位 ， 卫 生 间 等 
电位 盒 以 “10 个 ”为 计量 单位 。 

7) 接地 装置 调试 ( 即 接地 网 接地 电阻 测试 ) 

接地 装置 调试 (编制 在 定额 第 十 四 章 电 气 调整 试验 ) 按 试验 次 数 ， 即 不 论 “ 组 ”或 “ 系 
Ж”, 只 要 做 一 次 接地 电阻 测试 就 计算 一 次 ， 一 般 一 个 工程 在 预算 时 只 算 一 次 ， 决 算 可 能 不 
止 一 次 。 


9.2.5 10kV 以 下 架空 配 电 线路 


10kV 以 下 架空 线路 由 电 杆 、 横 担 、 金 具 、 绝 缘 子 、 导 线 等 组 成 。 架 空 输电 线路 的 划分 
如 图 9.12 所 示 。 
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TM 
© KV 110kV/35kV Гу — ҮС ур .4КУ/0.23КУ E Hl) 
低压 配 电 线路 


发 电厂 анан | аан s. 
图 9.12 架空 输电 线路 划分 示意 图 
1. 电 杆 、 导 线 、 金 具 等 线路 器 材 工 地 运输 工程 量 计算 


1) 线路 器 材 工地 运输 
人 是 指定 额 内 主要 材料 从 集中 材料 堆放 点 或 工地 仓库 运 至 杆 位 上 的 工地 运输 ， 
两 种 运输 方式 . 人力 运输 按 平 均 运 距 200m 以 内 和 200m 以 上 划分 子 









2) 线路 器 材 等 运输 工程 量 的 计算 

运输 量 应 根据 施工 图 设计 将 各 类 器 材 分 类 江 总 按 定额 规定 的 运输 量 和 包装 系数 计算 。 
线路 器 材 等 运输 工程 量 以 “10t。km” 为 计算 单位 》 运 输 量 计 算 公式 为 
- 程 运输 量 = 施工 图 设计 用 量 x(1+ 损 耗 量 ) 

预算 运输 质量 = 工程 运输 量 + 包装 物质 量 (不 需要 包装 的 可 不 计 包 装 物质 量 ) 
各 种 材料 的 损耗 率 见 表 9-113 


表 9-11 各 种 材料 的 损耗 率 























材料 名 称 损耗 率 
混凝土 制品 0.5% 
木 杆 材料 1.% 
绝缘 子 2.0% 
金具 1.0% 
2 1.3% 
8% 
1.5% 





ARAR: 工地 运输 费 = 一 次 施工 的 人 工 工资 总 和 x35% 。 
运输 质量 可 按 表 9-12 的 规定 进行 计算 。 
表 9-12 运输 质量 表 


































材料 名 称 | ж + 
е а 人 工 浇 制 2600 包括 钢筋 
мыны ДЕЛІ) 2800 | aman 
线材 导线 Wx1.15 | 有 线 盘 
= 钢 绞 线 Wx1.07 | 无 线 盘 
木 杆 材料 | ”包括 木 横 担 
EH, MRT | 





螺栓 
$: 1。 所 为 理论 质量 。 
2. 未 列 入 者 均 按 净 重 计算 。 





.工作 任务 9 ` 电气 设备 安装 工程 定额 计价 





2 定额 地 形 划分 规定 
10kV 以 下 架空 输电 线路 安装 定额 是 以 平原 地 区 施工 为 标准 的 , 如 在 其 他 地 形 条 件 下 施 




















， 其 人 工 和 机 械 按 表 9-13 所 列 地 形 类 别 予 以 调整 。 








表 9-13 调整 系数 表 
地 形 类 别 丘陵 (市 区 ) 一 般 山区 、 沼 泽 地 代 











调整 系数 1.20 1.60 


地 形 划分 的 特征 如 下 。 

(1) 平地 : 地 形 比较 平坦 、 地 面 比较 干燥 的 地 带 。 

(2) 丘陵 : 地 形 有 起 伏 的 矮 岗 、 土 丘 等 地 带 。 

(3) 一 般 山地 : 指 一 般 山岭 或 沟谷 地 带 、 高 原 台地 等 。 

(4) 沼泽 地 带 ; 指 经 常 积 水 的 田地 或 泥水 淤积 的 地 带 、 

计价 中 , 全 线 地 形 分 几 种 类 型 时 , 可 按 各 种 类 型 Шала 综合 系数 进行 计算 。 


3. 杆 基础 土石 方 工程 量 计算 




















1) 土质 分 类 > 
常见 的 土质 可 分 为 普通 土 、 坚 土 、 ФА 岩石 、 泥 水 、 流 沙 等 。 
2) 杆 坑 土石 方 量 


FEE NAER DL “то” 计量 如 图 9.13 所 示 村 坑 的 二 石 方 最 计 


算 公示 为 и Ад 
X ҚА ERES ант 
a、2= 底 拉 盘 底 宽 +2x 每 边 操作 裕 度 
ах bi=a(by:2nx iki ЖЖ 
式 中 : у— Ë жонын, тш; 
һ—Ъ}Йїй, m; 
а, b—— HURR, т 
ар Б, т. 








89.13 ЖА 
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а) 开 挖 和 回填 电 杆 坑 或 拉线 盘 坑 ， 均 执行 土石 方 工程 相应 定额 项 目 。 
(2) 各 类 土壤 的 放 坡 起 点 和 放 坡 系数 按 表 9-14 计算 。 


表 9-14 各 类 土壤 的 放 坡 起 点 和 放 坡 系数 









放 坡 起 点 /m 








- 24 1.20 
三 类 土 1.50 
四 类 2.00 


Ж: 沟 槽 ， 基 坑 中 土 类 别 不 同时 ， 分 别 按 其 放 坡 起 点 、 放 坡 系数 ， 依 不 同 土 类 别 厚度 加 权 平均 计算 。 


(3) 施工 操作 裕 度 按 底 拉 盘 底 宽 每 边 增加 0.1m. A 
(а) 电 杆 埋 深 是 杆 长 的 16， 临 时 供电 杆 长 110 0.6m. 20502 
3) 无 底盘 、 卡 盘 的 电 杆 坑 控 士 量 <S 
无 底盘 、 卡 盘 的 电 杆 坑 控 方 体积 为 Жа. 
V=0.8x0.8xhA N 
RP: 0, m. x SN 
4) 电 杆 坑 的 马道 土石 方 量 
为 了 立 杆 , 需要 从 地 面 挖 一 жыккан, вичан. 为 电 杆 坑 的 马道 ， 





马道 土石 方 量 按 每 坑 0.2m° Ку N к 

4. 电 村 组 立 工程 量 计算 > x Л 

定额 中 ， мү з ЕН. 单 杆 ， өшін, язна, 拉线 制作 、 安 装 ， 
底盘 、 拉 盘 、 卡 盘 安装 。 ҳу 


定额 计 价 中 特别 要 注意 意 ， жекені NETT 量 按 $ 根 以 上 考虑 ，5 根 以 内 的 ， 
ЛЕ Ц 1.3 的 系数 。2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 
表 》 中 ， 只 有 混凝土 杆 安装 的 定额 内 容 ， 如 果 发 生 钢管 杆 的 安装 ， 其 计 费 按 同 高 度 混凝土 
杆 安装 的 人 工 和 机 械 台 班 含量 乘 以 系数 1.4， 材 料 不 调整 。 

(1) 单 杆 、 接 腿 杆 、 撑 杆 安装 工程 量 计算 。 

杆 体 安装 区 分 混凝土 单 杆 、 接 腿 杆 和 撑 杆 类 型 ， 按 不 同 高 度 以 “ 根 ” 为 计量 单位 计量 。 

接 腿 杆 安装 中 圆 木 、 连 接 铁 件 及 螺栓 的 使 用 量 及 费用 ， 应 根据 工程 图 纸 中 实际 使 
量 并 考虑 损耗 率 进 行 计算 。 

(2) 底盘 、 卡 盘 、 拉 线 盘 按 设 计 用 量 以 “ 块 ” 为 计量 单位 。 

(3) 拉线 制作 与 安装 工程 量 计算 。 

按照 工程 施工 图 规定 ， 拉 线 分 别 以 不 同形 式 ， 以 “ 根 ” 为 计量 单位 。 拉 线 长 度 按 设计 
全 根 长 度 计算 ， 设 计 无 规定 时 可 按 表 9-15 计算 。 
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表 9-15 拉线 长 度 





































单位 ，m/ 每 根 
项 B Ёё V(Y) 形 拉线 弓形 拉线 
[8з 11.47 22.94 | 9,33 
[9 12.61 25.22 | 10.10 
[10 13.74 27.48 | 10.92 
杆 高 /m и 15.10 30.20 | 11.82 
L | 1614 32.28 | 12.62 
L 13 7 37.38 | 13.42 
Г 14 3936 | 15.12 





水 平 拉线 
定额 计价 中 ， 金 具 、 抱 夭 的 用 量 应 根据 工程 图 纸 中 实际 使 用 数量 并 考虑 损耗 率 进 行 计算 。 
5， 横 担 安装 i 
横 担 安装 分 为 10kV 以 下 横 担 、1kV 以 下 横 担 和 进 户 线 横 担 安装 。 
1) 10kV 以 下 横 担 З 
10kV 以 下 横 担 安装 按 构 成 横 担 材料 不 同 ( 铁 木 横 担 、 资 横 担 )， 以 “组 ”为 计量 单位 计 
算 工程 量 。 横 担 安装 是 按 单 杆 考虑 的 , 如 果 宽 际 焉 程 为 双 杆 横 担 安装 , 基价 应 乘 以 系数 2.0。 
绝缘 子 、 连 接 铁 件 及 螺栓 为 未 计价 材料 关 -- 
导线 排列 形式 不 同 影响 横 担 的 组 装 形式 ， ыы т=н. J = ҢЕЛ, 
水 平 排列 、 垂 直 排列 ， 如 图 9.14 所 示 。 


хаһ. 个 


(а) 三 7777) (b) 扁 三 角 排列 (с) 水 平 排列 (d) Ë BL HEI) 
图 9.14 “导线 排列 与 横 担 组 装 形式 











2) IkV 以 下 横 担 

IKV 以 下 横 担 安装 定额 编制 了 二 线 、 四 线 ( 单 根 、 双 根 )、 六 线 ( 单 根 、 双 根 )、 瓷 横 担 子 
目 ， 计量 单 位 为 “组 ”。 资 横 担 、 绝 缘 子 、 连 接 件 及 螺栓 为 未 计价 材料 。 

3) 进 户 横 担 

架空 进 户 线 横 担 分 为 一 端 埋设 和 两 端 埋 设 ， 每 种 埋设 方式 的 线 数 分 为 二 线 、 四 线 、 六 
线 ， 以 “ 根 ”为 计量 单位 计算 工程 量 。 

6 导线 架设 工程 量 计算 
根据 导线 截面 积 的 不 同 ， 导 线 架设 区 分 导线 类 型 ( 裸 铝 绞 线 、 裸 钢 芯 铝 绞 线 、 绝 缘 铝 绞 
线 )， 以 “km/ 单 线 ” 为 计量 单位 。 其 中 导线 、 金 具 、 绝 缘 子 是 未 计价 材料 。 
工程 量 计 算 公式 : 


























导线 工程 量 =( 线 路 总 长 度 + 预 留 长 度 )x 导 线 根 数 
用 于 10kV 以 下 架空 线路 中 的 裸 软 导线 的 损耗 率 中 已 包括 因 弧 垂 及 
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杆 高 差 引 起 的 导 








Ж 





所 建筑 安装 工程 计量 与 计价 、 
|Б 


线 数 量 的 增加 。 导 线 架设 预 留 长 度 见 表 9-16. 
表 9-16 导线 架设 预 留 长 度 




















项 目 名 称 — 度 mn 
D терү 转角 20 
10kV 以 下 高 压 ЖЖ. #8 24 
- = жж. Жіп 05 
ку 以 下 低压 交叉 跳 线 转角 15 
与 设备 连接 55 
ЕН 2.5 








导线 长 度 = 导 线 工 得 量 (1+ 损 耗 率 ), 裸 导线 的 损耗 率 为 13%， 绝 缘 导 线 的 损耗 率 18%. 
导线 、 金 具 、 绝 缘 子 是 未 计价 主 材 。 

7 导线 跨越 及 进 户 线 架设 

1) 导线 跨越 AN 

导线 跨越 依据 跨越 的 对 象 ， 分 为 跨越 电力 线 、 /通信 线 或 公路 ， 跨 越 铁路 ， 跨 越 河流 ， 
ышы. ыраны ш } 拆 和 运输 ， 以 及 因 跨 越 施工 难度 增加 
而 增加 的 工作 量 。 

(1) ARRIERE som Ыру жи Ж А 而 小 于 100m ЕРИНЕ, 以 此 类 推 。 

(2) 在 同 跨越 档 内 ， 有 多 种 (或 多 次 ;跨越 物 时 ， 应 根据 跨越 对 象 的 种 类 分 别 执行 定额 。 


VA 





` N 





(3) 跨越 定 额 仅 考虑 因 跨 越 而 多 耗 的 人 - г. шіні; гай 在 计算 架 线 工作 量 时 不 
扣除 跨越 档 的 长 度 。 у, А 
2) 进 户 线 架 设 








ЖШ кни Н, 以 “100m/ 单 根 ” 为 计量 单位 计算 。 






іу ажалын 
计价 时 应 注意 : 
(1) 导线 、 Жа, ТҮҮ. Ин. 


(2) 进 户 管 及 管内 穿线 按 室 内 配 管 配 线 另行 计算 。 

8， 杆 上 变 配 电 设备 安装 

1) 杆 上 变压器 安装 

变压器 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ， 依 据 容量 规格 分 别 套用 2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消 
耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 四 册 ”电气 设备 安装 工程 》 第 一 章 杆 上 变压器 安装 定额 。 

2) 杆 上 配 电 设 备 安装 

跌落 式 熔断 器 、 避 雷 器 、 隔 离开 关 分 别 以 “组 ”为 单位 计算 ， 油 开关 、 配 电 箱 分 别 以 
“ 台 ” 为 计量 单位 。 


«Тан 说 明 


有 一 架空 线路 工程 共有 4 根 电 杆 ， 人 工 费 合计 为 900 元 ， 在 山区 施工 ， 求 人 工 增加 费 。 

【 解 】 900x1.60x1.3-900=972( 元 ) 

(1) 本 例题 是 以 湖北 省 平原 地 区 条 件 为 准 的 ， 如 在 山区 或 者 沼泽 地 区 施工 ， 可 以 把 架空 线路 工程 人 工 
费 的 总 和 乘 以 系数 1.60 作为 补偿 。 另外， 本 计算 是 按照 5 根 以 上 施工 工程 情况 测算 的 ， 如 实际 情况 是 5 
根 或 者 不 足 5 根 ， 由 于 施工 效率 降低 ， 需 要 补偿 外 线 的 全 部 人 工 费 的 30%. 具体 方法 就 是 把 以 上 人 工 费 的 
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总 和 再 乘 以 系数 13. 
(2) 值得 注意 的 是 ， 当 这 两 种 系数 都 要 考虑 时 , 其 人 工 费 是 累计 计算 的 , 而 不 是 分 别 都 用 900 元 作为 基数 。 


今 有 一 平原 外 线 工 程 ， 电 压 为 10kV， 平 面 图 如 图 9.15 所 示 。 电 杆 为 混凝土 杆 ， 杆 高 12m， 档 距 均 为 
50m, FRA 35mm 裸 铝 绞 线 ， 普 通 拉线 截面 积 35mm*， 工 地 运输 为 人 力 运输 ， 设 预算 运输 量 为 200t， 
平均 运 距 为 5km; 底盘 的 规格 为 0.8mx0.8m. 

Ж: @ 列 预算 项 目 ; @ 写 出 各 项 工程 量 ; @ 查 处 相对 应 的 定额 编号 . 





а 
Ш--О-а-а-<; 
所 D 











间距 50m 


Сто 3x95 
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Qz 

















图 9.15 10kV 以 下 架空 线路 工程 示例 图 
【 解 】 计 算 结 果 见 表 9-17. 


表 9-17 10kV 以 下 架空 线路 工程 示例 计算 结果 










































定额 编号 分 项 工程 名 称 备注 
01-149 、 二 类 土 2m 以 内 
G1-281 <， 模 、 坑 
C4-1036 工地 运输 人 力 运输 200m 以 
C4-992 底盘 的 安装 
C4-993 卡 盘 的 安装 
C4-993 拉 盘 的 安装 
C4-972 电 杆 的 组 立 
C4-1020 横 担 安装 10kV 单 
C4-1021 横 担 安装 10kV 双 
C4-986 拉线 安装 35mm” 
C4-995 导线 架设 35mm° 
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9.2.6 RE, RIE 
1. 配 管 、 配 线 定额 项 目 设置 
本 章 内 容 包括 电气 工程 中 不 同 材质 、 不 同 敷 设 方式 的 配 管 、 线 槽 、 桥 架 敷设 ， 管 内 、 
线 槽 内 穿 放 线 、 不 同 绝缘 子 配 线 等 安装 项 目 。 
2， 配 管 、 配 线 定额 内 有 关 问 题 说 明 
(Т) 塑料 线 槽 (无 附件 ， 简 易 ) 安 装 时 若 为 “有 附件 ”简易 安装 ， 则 应 按 设 计 图 确定 附件 
数量 ， 计 算 价格 后 列 入 材料 费 。 
о) 套 接 紧 定式 电气 钢 导 管 JDG 管 ) 安 装 的 塑料 护 口 按 实际 发 生 的 数量 计算 。 
(3) 配 管 工程 未 包括 接线 箱 ( 盒 )、 支 架 制作 与 安装 , 其 制作 与 安装 另 执行 本 册 相 关 定 额 。 
(4) 钢 索 架设 及 拉 紧 装置 的 安装 ， EAA E E KERER ЫЛА Ы Бан 
(5) АТА ЕРЛАН ERS ЧЕ ИНИ, HR ER А АЕЦ ЕД БИКЛЕ A EAR 













































































面 的 铜 芯 导 线 定 额 ， 材料 费 中 扣 减 焊锡 和 焊锡 谊 的 费用 ?大 - 工 含量 不 变 ， 动 力 线路 铝 芯 导 
线 套用 动力 线路 同 截面 铜 蕊 导线 定额 ， 人 工 乘 以 系数 0 95， 材 料 费 中 扣 减 焊锡 和 焊锡 膏 的 
费 X x 

(© 桥架 安 / P, 


Әне т алар EEN іне. 弯 头 或 三 通 四 通 修改 、 制 作 组 对 、 切 割 口 
防腐 、 рен сно ы -附件 安装 等 




















采 нане. Жїр 

с 
@ УОК ГҮ ККК ГЫ ГС 如 这 两 种 桥架 带 盖 ， 则 分 别 执 

AT ORE В АНЗ АЯ 

@ ИН ЗЕ Juk JE J СР 3mm 时 , 定额 人 工 机 械 台 班 含量 分 别 乘 以 系数 1.20。 

© 不 锈 钢 桥 架 按 本 章 钢 制 桥架 定额 乘 以 系数 1.10 执行 。 

(Т) 在 面积 <1.5m*， 且 四 周 完全 封闭 的 竖井 内 施工 时 ， 相 应 定额 人 工 乘 以 系数 1.3。 

(8) 连接 设备 导线 预 留 长 度 应 计 入 导线 数 设 工程 量 。 其 导线 预 留 长 度 见 表 9-18. 


表 9-18 连接 设备 导线 预 留 长 度 (每 根 线 ) 
项 B 


TEIR, s 








Түз КЕЗЕКЕ еа 定额 均 













































说 
盘面 尺寸 

以 安装 对 象 中 心算 起 
以 管 口 计 算 
以 管 口 计 算 
以 管 口 计算 





1 | 各 种 开关 箱 、 柜 、 板 

„ | 单独 安装 (无 箱 、 盘 ) 的 铁 帝 开关 、 闻 思 开 关 、 启 动 器 、 
БЫН е 

з | 由 地 坪 管 子 出 口 引 至 动力 接线 箱 

4 

5 

















| 电源 与 管内 导线 连接 (管内 穿线 与 软 、 硬 母线 接头 ) 
出 户 线 





з. 配 管 、 配 线 工 程 量 计算 规则 
配 管 、 配 线 工程 量 计 算 前 应 弄 清 各 级 配 电 箱 之 间 的 关系 ， 注 意 连接 各 级 配 电 箱 之 间 的 
干线 的 敷设 方式 和 敷设 位 置 ， 注 意 从 配 电 箱 到 用 电器 的 供电 支线 的 敷设 方式 和 敷设 位 置 。 
Ж УЛ 224 
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1) 配 管 工程 量 计算 
(1) 一 般 规定 。 





aj 





量 单位 计算 工程 量 。 算 量 时 不 扣除 管 路 中 间 的 接线 箱 ( 盒 )、 灯 头 盒 、 开 关 盒 所 占 























> 


工程 所 在 地 材料 信息 价格 另行 计算 。 
(2) 计算 方法 。 





-电气 设备 安装 工程 定额 计价 NS 
于 电气 工程 图 一 般 为 平面 图 ， 季 直方 向 的 管线 只 能 通过 供 配 电 平面 图 和 供 配 电 系统 图 进 
行 罗 辑 推理 ， 因 此 要 特别 注意 垂直 方向 的 管线 布置 ， 注 意 引 上 管 和 引 下 管 的 平面 位 置 ， 防 
止 漏 算 干线 、 支 线 线路 。 计 算 时 可 “ 先 管 后 线 ”， 可 按照 回路 编号 依次 进行 ， 也 可 按 管 径 大 
小 排列 顺序 计算 。 管 内 穿线 根 数 在 配 管 计算 时 用 符号 表示 ， 以 利于 简化 和 校 核 。 

















各 种 配 管 应 区 别 明 敷 设 与 暗 敷设 、 敷 设 环 境 、 敷 设 位 置 、 管 材 材质 和 规格 ， 以 “100m” 为 


长 度 。 


各 种 配 管 管 工程 均 不 包括 管材 本 身 的 费用 ， 应 按 施 工 图 设计 用 量 乘 以 定额 规定 消耗 系数 


配 管 计算 可 根据 工程 的 特点 采用 顺序 计算 法 、 分 片 划 沁 计算 半分 层 计算 法 。 
O 顺序 计算 法 。 从 起 点 到 终点 ， 从 配 电 箱 起 按 各 个 回路 进行 计算 ， 即 从 配 电 箱 ( 益 、 





板 ) 一 用 电 设 备 十 规定 预 留 长 度 。 








© 分 片 划 块 计算 法 。 计算 工程 量 时 ， tse i 及 系统 图 的 组 成 特点 分 片 划 


块 分 别 计算 ， 然 后 分 类 汇总 。 








© 分 层 计算 法 。 在 一 шаа”; aaa 可 采用 








底层 至 顶层 








分 层 计 算 的 方法 进行 计算 。 





无 论 采 用 何 种 计算 方法 ， 225 oa 其 计算 方法 如 下 。 


@ 水 平方 向 数 设 的 线 管 工 程 量 计算 .水 平方 向 数 设 的 线 


以 平面 图 的 线 管 走向 和 敷设 


部 位 为 依据 ， 并 借用 建筑 物 平面 图 所 标 墙 、 нида 十 进行 线 管 长 度 的 计 





算 ， 如 图 9.16 所 示 。 所 -一 




















7 = 
m 回 路 :BV-3X4SC15-WC; ”nn, 回 路 :BV-3X4-SC15-WE 


89.16 ” 线 管 水 平 长 度 计算 示 意图 


当 线 管 沿 墙 暗 敷 (WC) 时 ， 按 墙 的 轴线 尺寸 计算 该 配 管 长 度 。 如 mi 回路 水 了 


沿 国 一 @、@ 一 @@ 等 轴线 长 度 计算 工 程 量 ,其 工程 量 为 3.3+0.0:2[@-@ 
度 ]+3.6[(D- ©) 轴 间 配 管 长 度 ]+3.6:2[GD) - (3) 轴 间 配 管 长 度 ]+(3.3+0.6)*2[ 引 向 








方向 配 管 ， 
轴 间 配 管 长 
MEREK 





度 ]+3.3*2[ 引 向 灯具 配 管 长 度 }-10.95(m)。 当 线 管 沿 墙 明 甫 时 (WE)， 按 墙 面 尺寸 计算 。 

















© 重 直 方向 敷设 的 管 ( 沿 墙 、 柱 引 上 或 引 下 )。 垂 直方 向 敷设 的 管 ( 沿 墙 、 柱 引 


上 或 引 下 )， 


NN 
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无 论 明 装 还 是 暗 装 ， 其 工程 量 计算 与 楼 层 高 度 及 箱 、 柜 、 盘 、 开 关 等 设备 尺寸 以 及 设计 安 
装 高 度 有 关 ， 计 算 时 按照 施工 图 纸 的 设计 高 度 计算 ， 如 施工 图 未 进行 说 明 ， 则 可 以 按照 规 
范 要 求 进行 计算 。 一 般 来 说 ,拉线 开关 距 顶 棚 200 一 300mm， 开 关 距 地 面 1400mm, 插座 距 
地 面 1400mm 或 300mm， 配 电 箱 底线 距 地 面 为 1500mm， 如 图 9.17 所 示 。 


оо 
КР ЕЛЕСІ 


89.17 ITREHATEA 
由 图 9.17 可 知 ， 拉 线 开关 1 配 管 长 度 为 200~300mm， FR ен SERIE- т), З 
3 的 配 管 长 度 为 (#-h,)， 配 电 箱 4 МЕНЕ УСН hieu ist, 配 电 柜 5 的 配 管 长 度 
为 (H-h4)。 
© 埋 地 配 管 (FC)。 水 平方 向 的 配 管 计算 方法 按 方 法 及 设备 定位 尺寸 进行 计算 ， 如 图 
9.18 和 图 9.19 所 示 。 E R2 
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BV-4X6 SC32FC 


99.18 埋 地 水 平 管 长 度 示意 图 


> 
я 
ж 
м 
150-200 





т 
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( 埋 地 深度 ) 

















图 9.19 埋 地 管 出 地 面 长 度 


若 电源 架空 引入 ， 穿 管 进入 配 电 柜 (AP)， 再 进入 设备 ， 又 连 开关 箱 (AK)， 再 连 照明 箱 
(AL)。 水 平方 向 配 管 长 度 为 Li+LztLytL4， 均 算 至 各 设备 中 心 处 。 垂直 方向 配 管 长 度 为 
(na+A[ 电 源 引 下 线 管 长 度 ]+(h+ 设 备 基础 高 +150 一 200mm) X2[ 引 入 和 引出 设备 线 管 长 
EH hth) X2 [引入 和 引出 刀 开 关 线 管 长 度 ]+(h+h3)[ 引 入 配 电 箱 线 管 长 度 ]。 
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(3) 计算 配 管 工 程 时 的 注意 事项 。 

O 配 管 工 程 均 未 包括 接线 箱 ( 盒 ) 及 支架 的 制作 、 安 装 , 发 生 时 可 按 “ 铁 构件 制作 安 半 
定额 相关 子 目 。 

@ 钢管 、 防 爆 钢管 敷设 中 接地 跨 接线 按 焊 接 或 采用 专用 接地 卡子 考虑 。 

O 钢 索 配 管 项 目 中 未 包括 钢 索 架设 及 拉 紧 装置 制作 盒 安装 、 接 线 盒 安 装 ， 发生 时 其 工 
程 量 另 行 计算 。 

2) 配 管 接线 箱 ( 盒 ) 安 装 工程 量 计算 

接线 箱 是 集中 各 种 导线 接头 的 箱子 。 将 接头 集中 在 接线 箱 内 便于 管理 和 维护 。 接 线 盒 
是 集中 安置 各 种 导线 接头 的 盒子 ， 体 积 比 接线 箱 小 。 

(1) 接线 箱 安装 工程 量 。 

接线 箱 安装 应 区 分 明 装 与 暗 装 ， 按 接线 箱 半 周 长 ， 以 “ 10 个 六 为 计量 单位 计算 工程 量 ， 
接线 箱 本 身 费 用 需 另 行 计算 ， 接线 箱 安装 也 适用 等 电位 箱 等 Ni 

(2) 接线 盒 安装 工程 量 。 

接线 盒 安 装 应 区 分 明 装 、 暗 装 、 钢 索 上 安装 及 接 。 明 装 接线 盒 包 括 普通 接线 
盒 、 防 爆 接线 盒 安装 两 个 子 目 ; r рУ ааа. 难 燃 型 聚 
乙烯 接线 盒 分 开关 盒 与 灯头 盒 。 接 线 盒 安装 j 放 插座 底 盒 的 安装 。 接 线 盒 安装 以 “10 
个 ”为 计量 单位 计算 工程 量 ， неи" 行 计 算 。 

(3) 计算 工程 量 时 的 注意 事项 。、 

O 接线 盒 一 般 发 生 在 安装 电 к 插座 、 УЖ) 配 电 箱 )、 线 路 分 支 或 导线 规 
格 改变 处 、 水 平 数 设 转 栖 处 > 如 图 920 所 示 。 А 













































































(а) 平面 位 置 图 (b) 透视 图 
图 9.20 ”接线 盒 位 置 图 


@ 线 管 敷 设 长 度 超过 下 列 情况 之 一 时 ， 中 间 应 加 接线 盒 ; 
а. 管子 长 度 每 超过 30m 无 弯 时 ; 
管子 长 度 每 超过 20m 中 间 有 一 个 弯 时 ; 
с. 管子 长 度 每 超过 15m 中 间 有 两 个 弯 时 ; 
а 管子 长 度 每 超过 Вп 有 三 个 弯 时 。 
垂直 敷设 的 电线 保护 管 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 固定 导线 用 的 拉线 盒 ; 
管内 导线 截面 积 500mm? 及 以 下 ， 长 度 每 超过 30m: 
管内 导线 截面 积 70 一 9Smm2， 长 度 每 超过 20m:; 
管内 导线 截面 积 120 一 240mm2， 长 度 每 超过 18m。 
两 个 接线 盒 之 间 的 直角 弯 ， 暗 配 管 不 得 超过 3 个 ， 明 配 管 不 得 超过 4 个 ， 否 则 ， 中 
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间 要 加 装 接线 盒 。 

3) 线 槽 安装 

线 槽 区 分 金属 线 槽 安装 与 塑料 线 槽 (无 附件 、 简 易 ) 安 装 。 金 属 线 槽 安装 根据 模 截 面 的 
宽 高 分 为 50mm、80mm、120mm、300mm 和 600mm 五 个 子 目 ， 塑 料 线 槽 (无 附件 、 简 易 ) 
安装 依据 槽 的 宽度 (入 50mm 或 >50mm) 分 为 两 个 子 目 。 特 别 要 注意 的 是 塑料 线 模 若 为 “有 
附件 ”简易 安装 ， 则 应 按 设 计 图 确定 附件 数量 ， 计 算 价格 后 列 入 材料 费 。 线 槽 安装 工程 量 
以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 

4) 桥架 安装 

桥架 安装 定额 ， 按 桥架 材质 分 为 钢 制 桥架 、 玻 璃 钢 桥 架 、 铝 合金 桥架 ， 按 桥架 形式 分 
为 模式 桥架 、 托 盘 式 桥架 、 梯 式 桥架 ， 每 种 桥架 根据 桥架 截面 的 高 宽 划 分 子 目 ， 工 程 量 计 
算 以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 对 于 组 合式 桥架 ， 定 额 单独 列 了 区 父子 目 ， 以 “100 片 ” 为 
计量 单位 计算 。 桥 架 支 撑 架 以 “100kg” 为 计量 单位 计算 。, O 。 K 

计算 桥架 安装 工程 量 应 注意 以 下 问题 。 xN 

(1) 桥架 安装 包括 运输 、 组 对 、 吊 装 、 固 定 、 弯 头 或 三 通 四 通 修改 、 制 作 组 对 、 切 割 
口 防腐 、 桥 架 开 孔 、 上 管件 、 隔 板 安装 、 жкен ун. 附件 安装 等 工作 内 容 。 

(2) 桥架 支撑 架 定 额 适用 于 立柱 、 托 臂 各 种 支撑 架 的 安装 。 定 额 已 综合 考虑 了 
采用 螺栓 、 焊 接 和 膨胀 螺栓 三 насы 宗 施工 中 ， 不 论 采 用 何 种 固定 方式 ， 定 额 均 
不 作 调整 。 

(3) 玻璃 钢 梯 式 桥架 和 名 红外， 和 机 则 分 别 
AARAA NEEE A EMANEN > 

(4) 钢 式 桥架 主 结构 设计 厚度 大 于 3mm 时 , 定 Cr 别 乘 以 系数 1.20。 

(5) танығың ией җи Ti 执行 。 

5) 配 线 工程 УУ Ж < 

(1) 管内 穿线 工程 量 计算 。 Í 

а) 一 般 规 定 。 管内 穿线 的 工程 量 , 应 区 别 线路 性 质 (照明 线路 和 动力 线路 )、 导 线材 质 、 
导线 截面 ， 以 单线 “100m” 为 计量 单位 计算 。 导 线 费用 另行 计算 。 

a， 照 明和 动力 线路 的 分 支 接头 线 的 长 度 已 综合 考虑 在 定额 中 ， 不 得 另行 计算 。 

Ь. 照明 线路 只 编制 了 截面 4mm? 以 下 的 子 目 ， 截 面 4mm? 以 上 照明 线路 按 动力 线路 定 
额 计算 。 

с. 管内 穿线 定额 只 有 铜 芯 导线 安装 项 目 ， 铝 芯 照 明 线路 套用 同 截面 的 铜 芯 照 明 线路 定 
额 计算 ， 但 在 材料 费 中 应 扣 减 焊锡 和 焊锡 膏 的 费用 ， 人 工 含量 不 变 ， 铝 芯 动力 线路 套用 同 
截面 铜 芯 动力 线路 导线 定额 计算 ， 但 人 工 费 应 乘 以 系数 0.95， 材 料 费 中 扣 减 焊锡 和 焊锡 谊 
的 费 





































































































@ 管内 穿线 长 度 计 算 方 法 。 
管内 穿线 长 度 =( 配 管 长 度 + 导线 预 留 长 度 )x 同 截面 导线 根 数 





计算 时 注意 : 
а. 灯具 、 明 暗 开关 、 插 座 、 按 钮 等 的 预 留 线 已 分 别 综合 在 相应 定额 内 ， 不 另行 计算 。 
b. 配 线 进入 开关 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 ， 按 表 9-19 规定 的 长 度 ， 分 别 计 入 相应 的 工 


程 量 


ЖУЛ 228 





工作 任务 9 ` 电气 设备 安装 工程 定额 计价 


表 9-19_ 导 线 预 留 长 度 
目 










项 





| 各 种 开关 箱 、 柜 、 板 
单独 安装 (无 箱 、 盘 ) 的 铁 过 开关 、 闸 刀 开 头 、 启 动 器 、 母 















?| 线 梢 进出 线 全 中 心算 起 
3 ”| 由 地 面 管子 出 口 引 至 动力 接线 箱 10 ”| 从 管 口算 起 
| 由 电源 与 管内 导线 连接 (管内 穿线 与 而 、 软 侠 线 接头 ) | 从 管 口算 起 








出 户 线 (或 进 户 线 ) 


2) 塑料 护 套 线 明 敷 设 。 

塑料 护 套 线 明 敷设 工程 量 应 区 别 导线 截面 、 导 线 芯 数 (二 芯 、 三 芯 )、 甫 设 位 置 ( 木 结构 、 
钢 结构 、 砖 混 结构 、 沿 钢 索 )， 以 单 根 线路 “100m” 为 计量 单位 计算 。 计 算 工程 量 时 同样 也 
要 计算 预 留 长 度 。 KA 

(3) 线 槽 配 线 。 SN 
线 模 配 线 仅 根据 导线 截面 积 划分 子 目 ， 以 单线 “100in” 为 计量 单位 计算 。 计 算 工程 量 
时 同样 也 要 计算 预 留 长 度 。 特 别 注意 ， 桥 架 配 线 Шаа 

(4) 绝缘 子 配 线 。 

жатап 


从 管 口算 起 









































量 应 区 别 绝缘 子 形式 (时 式 、 ж. 蝶 式 )、 绝 缘 子 配 线 位 置 ( 沿 屋 架 、 
Ж. НЕ. Bü, PS 粱 、 柱 、 木 结构 习 顶 棚 内 、 砖 、 混 凝 土 结构 ， 沿 钢 支架 及 钢 索 ) 以 及 
ӨТІ 以 单线 “100m” 为 计量 单位 计算 。 NA 
其 中 : QD 导线 材料 费用 不 包 搞 在 定额 内 ， 应 另行 计算 人 
@ 支 架 制作 及 其 主 村 费用 应 按 铁 构件 制作 定额 计算 。 
OMR НЕН KCE 2238 REAREA } 行 计算 。 


\ 




























(1) Й 

钢 索 架设 衬 程 量 应 区 别 圆 钢 、 ив. 乡 9)， 按 施工 图 中 南 ( 柱 ) 内 缘 距 离 计 算 工 
程 量 ， 不 扣除 拉 紧 装置 所 占 长 度 。 计 量 单位 为 “100m”。 

(2) 母线 拉 紧 装置 制作 安装 。 

母线 拉 紧 装置 制作 安装 工程 量 应 区 别 母 线 截面 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

(3) 钢 索 拉 紧 装置 制作 安装 。 

钢 索 拉 紧 装置 制作 安装 工程 量 应 区 别 花篮 螺栓 直径 (g12、p16、p20)， 以 “10 套 ”为 
计量 单位 计算 。 


«Тан 说 明 


某 综合 楼 电源 为 架空 引入 , 进 户 线 采 用 BV-2.5mm 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝 缘 导线 穿 SC20 沿 墙 暗 甫 进入 配 电 
箱 ， 管 内 穿线 4 根 . 已 知 进 户 线 保护 钢管 敷设 长 度 为 872m( 含 防水 讨 )， 配 电 箱 高 300mm. % 500mm， 试 
计算 管内 穿线 工程 量 。 
ОЈ BV-2.5mm 工程 量 =( 钢 管 长 度 + 进 户 处 预 留 长 度 + 配 电 箱 处 预 留 长 度 ) x 导 线 根 数 
=(872+1.5+0.3+0.5)х4 
=3497.2(т) 
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«Тән 说 明 


如 图 9.21 所 示 为 某 工 程 电 气 照 明 平面 图 ， 三 相 四 线 制 。 该 建筑 物 层 高 3.44m， 配 电 箱 M 规格 为 
500mmx300mm， 距 地 高 度 1.5m， 线 管 为 PVC 管 VG15， 暗 敷设 ， 开 关 距 地 1.Sm。 试 计算 ni 回路 配 电 箱 、 
配 管 配 线 工 程 量 。 

@ 


4500 





图 9.21、 жізечнетін 


#1 амы” PWE AATRE -计算 过 程 如 下 。 

0) 成 套 配 电 箱 安装 1 E., 505 XA “ 

(2) PVC 管 VG15 тажа -(3,44-1.5- 0.5)[ 配 电 箱 引 出 、 ЕТТІЗ 根 导线 ]+ V2.7x2.7+1.5x1.5 [Ф 
轴 至 @ 轴 2 REFAH MOLEO T: 3 根 导线 ]+(332)[@ 币 至 @ 轴 穿 4 根 导线 ]+2.7[@ 轴 至 @ 轴 3 根 导 
线 ]+1[ 至 吊扇 4 жауы ата 3 ярат @ t 2 根 导线 ]+3x2[ 去 花灯 及 壁灯 2 根 导 
线 ]+(3.44-1. КҮҮ. 2 根 导 线 ]+(3.44-1.5)[ 至 吊扇 、 灯 具 开 关 ]+(1.8-1.5) x2[ 壁 灯 开 关 2 ЖЕ 
线 ]=25.05(m)。 

(з) BV2.5 导线 工程 量 =[(3.44-1.5-0.5+0.5+0.3)x2H[ V2.7x2.7+1.5x1.5 x2]+-[(3+2)x3]+[(3+2)x4]+(2.7x3)+ 
(1x4)+(1x3)+(1x2)+[3x2x2]+[(3.44-1.8)x2x2]+[(3.44-1.5)x3]+[(1.8-1.5)x2x2]-65.84(m)。 


< 说 明 


已 知 某 车 间 动 力 配 电 平面 图 如 图 9.22 所 示 , 其 中 动力 配 电 箱 采用 落地 式 安装 , 配 电 箱 基础 高 出 地 面 0.1m; 
钢管 埋 入 地 坪 下 ， 埋 深 为 0.3m; 控制 盘 安 装 时 ， 底 边 距 地 1.2m; 引致 设备 的 钢管 管 口 距 地 面 0.5m。 试 求 : 

(1) 计算 此 工程 中 SC20 钢管 配 管 工程 量 为 多 少 ，SC20 钢管 实际 消耗 为 多 少 (已 知 线 管 的 损耗 率 为 3%)。 

(2) 计算 此 工程 中 óm 穿线 工程 量 为 多 少 。 其 中 动力 配 电 箱 和 控制 盘 的 ( 宽 + 高 ) 分 别 为 1.5m, 设备 处 
的 导线 预 留 为 1.0m。 

【 解 〗 (1) 配 管 工程 量 (SC20). 

SC20 的 水 平 管 长 度 : 3+4 = 7(т). 

SC20 ЕРЕКЕ ШТ. 

配 电 箱 的 垂直 管 长 度 : 0.1+0.3+0.1=0.5(т). 

到 设备 1 的 垂直 管 长 度 : 0.3+0.5=0.8(m). 
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到 控制 箱 的 竖 管 长 度 : (1.2+0.3+0.1)x2=3.2(m)。 
SC20 钢管 工程 量 为 7+0.8+3.2=11.0(m). 
(2) 管内 穿线 工程 量 (BV 6): 
( 配 管 的 长 度 + 预 留 长 度 )x 导 线 的 根 数 =(11+2x1.5+1)x4=60(m) 













控制 盘 


3m 







BV 4X6 SC20-FC 





动力 配 电 箱 











图 9.22 veneran 
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L тутан: AN m” 


2... ТЕЎ ару, Ж, 荧光 灯 、 医 疗 专用 灯 、 
般 路 灯 、 桥 栏杆 灯 、 地 道 涵洞 灶 、 舞台 灯 及 相关 的 电器 等 安装 项 目 。 


2. кіт; ы М 


а) 各 型 灶具 的 如 导线 ， 除 另 注 明 外 让 沟 已 综合 考虑 在 定额 内 ， 执 行 时 不 得 换算 。 

(2) ЖОЕТ. АИТ ТЕТІГІН ЕЕ у АТ R ei > f lk Bd 
ж, 其 他 照明 器 具 除 装饰 灯具 外 安装 高 度 如 超过 Sm, 则 应 按 本 册 说 明 中 规定 的 超 高 系数 另 
行 计算 。 航空 障碍 灯 安 装 不 包括 接线 盒 安装 ,接线 盒 安装 套用 配 管 配 线 中 接线 盒 安 装 定额 。 

(3) 装饰 灯具 定额 项 目 与 装饰 灯具 示意 图 号 配套 使 用 ， 定 额 内 均 已 考虑 了 一 般 工 程 的 
超 高 作业 因素 ， 并 包括 脚手架 搭 拆 费用 。 

(4) 艺术 喷泉 安装 工程 适用 于 普通 喷泉 、 程 序 喷泉 、 音 乐 电脑 喷泉 等 安装 。 

(5) 喷泉 上 辅助 照明 的 构架 制作 安装 执行 铁 构件 制作 相应 子 目 。 喷 泉 工 程 的 管 路 敷设 、 
配 电 安装 执行 配 管 配 线 有 关 定 额 。 发 生 异 形 、 圆 形 、 弧 形 管 路 时 ， 该 管 路 工程 量 另 行 计算 ， 
执行 相应 定额 ， 人 工 、 机 械 乘 以 系数 126. 

(6) 定额 内 已 经 包括 利用 摇 表 测量 绝缘 及 一 般 灯 具 的 试 亮 工作 (但 不 包括 调试 工作 )。 

(7) 一 般 路 灯 、 桥 栏杆 灯 、 地 道 涵洞 灯 适 用 于 小 区 内 道路 照明 工程 。 各 种 灯具 内 穿线 
另 执行 相应 的 配 管 配 线 定额 。 

(8) 高 铅 三 基色 灯 管 霓虹灯 制作 安装 适用 于 室外 亮 化 工程 。 本 定额 是 按 直 径 轨 12mm、 
6m 灯 管 ( 指 一 组 闭合 造型 或 一 个 字 的 笔画 长 度 ) 制 作 安装 测定 的 。 

(9) 室外 镁 氛 管 灯 安 装 适用 于 室外 亮 化 工程 。“ 镁 氛 灯 管 ” 也 称 “ 美 耐 灯 管 "“ 幻 彩 灯 
管 ”““ 可 塑性 霓虹灯 管 ”。 
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(10) 灯具 的 费用 不 包含 光源 的 费用 ， 光 源 费用 需要 另外 计算 。 
3. 照明 灯具 安装 工程 量 计算 规则 


照明 工程 量 计算 要 点 ; 照明 工程 量 根据 该 项 工程 电气 设计 施工 图 的 照明 供电 平面 图 、 
照明 供电 系统 图 、 设 计 说 明 以 及 设备 材料 表 等 进行 计算 ， 照 明 线路 的 工程 量 按 施工 图 上 标 
明 的 敷设 方式 和 导线 的 型 号 、 规 格 及 比例 尺寸 量 出 其 长 度 进行 计算 ， 照明 设备 、 用 电 设备 
的 安装 工程 量 是 根据 施工 图 上 标明 的 图 例 、 文 字符 号 分 别 统计 出 来 的 。 
为 了 准确 计算 照明 线路 工程 量 ， 不 仅 要 熟悉 照明 的 施工 图 ， 还 应 熟悉 或 查阅 建筑 施工 
上 的 有 关 尺寸 。 因 为 一 般 电气 施工 图 只 有 平面 图 ， 没 有 立 面 图 ， 故 需要 根据 建筑 施 
鸭 立 面 图 和 电气 照明 施工 图 的 平面 图 配合 计算 。 
照明 线路 的 工程 量 计 算 一 般 先 计算 干线 ， 后 计算 支线 ， жуй, 不 同型 号 
和 规格 的 导线 分 别 进行 计算 。 KA 
照明 灯具 工程 量 计算 程序 : 根据 昭明 平面 图 和 系统 图 < 被 进 户 线 一 总 配 电 箱 一 各 照明 
分 配 电 箱 配 线 一 名 各 昭明 配 电 箱 配 向 灯具 、 用 电器 具 的 顺序 到 项 进行 计算 ， 这 样 妈 可 以 
快 看 图 时 间 、 提 高 计算 速度 ， 又 可 以 避免 漏 算 和 重复 计算 。 

照明 灯具 工程 量 计算 方法 : 工程 量 的 计算 来 用 列表 方式 进行 计算 ,照明 工程 量 的 计算 
“ки - 定 顺 序 自 电源 侧 逐 - -向 用 电 侧 各 条 要 求 列 出 简单 明了 的 计算 式 ， 可 以 防止 沁 

4. УХ 

普通 灯具 安装 工程 量 OA 

BEERTA 型 号 、 规 格 ， КО 为 单位 计算 工程 量 。 计 算 
本 LA 计 。 其 预算 定额 按 吸 顶灯 具 和 其 
他 普通 灯具 分 类 立项 。 一 
(1) 吸 顶 ШТІ 半圆 球形 、 方 形 3 种 。 圆 球形 、 半 
ИО НЕТ RERIT Н: 方形 吸 项 疗 具 按 灯 唱 形式 (矩形 单 、 大 口 方 让、 二 方 联 量 、 
ТЕУШІ Н. 

(2) 其 他 灯具 安装 :根据 灯 的 用 途 及 安装 方式 立项 ， 分 为 软 线 吊灯 、 吊 链 灯 、 防 水 防 
尘 灯 、 一 般 弯 脖 灯 、 一 般 壁 灯 、 防 水 灯头 、 节 能 座 灯 头 、 座 灯头 、 请 勿 打扰 灯 、 太 平 灯 、 
一 般 信 号 灯 、 游 泳池 壁灯 以 及 声控 座 灯头 墙 上 项 目 。 

普通 灯具 安装 定额 适用 范围 见 表 9-20。 

表 9-20 普通 灯具 安装 定额 适用 范围 


定额 名 称 灯具 种 类 


球 吸 顶 灯 | 材质 为 玻璃 的 螺 口 、 卡 口 圆 球 独立 吸 项 灯 
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半圆 球 吸 项 灯 | 材质 为 玻璃 的 独立 的 半圆 球 吸 项 灯 、 扁 圆 单 吸 项 灯 、 平 圆 形 吸 顶灯 

方形 吸 项 / | 材质 为 玻璃 的 独立 的 矩形 单 吸 项 灯 、 方 形 量 吸 项 灯 、 大 口 方 单 吸 项 灯 

软 线 吊灯 利用 软 线 为 垂 郧 材料 ， 独 立 的 ， 材 质 为 玻璃 、 塑 料 、 搞 瓷 ， 形 状 如 碗 伞 、 平 盘 灯罩 组 
ái 成 的 各 式 软 线 吊灯 

т Т | 利用 吊 链 作 辅 助 悬 吊 材料 ， 独 立 的 ， 材 质 为 玻璃 、 塑 料 单 的 各 式 吊 链 灯 

防水 吊灯 M 一 般 防水 吊灯 
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续 表 
定额 名 称 灯具 种 类 





-RSET | 圆 球 弯 脖 灯 、 风 雨 壁灯 
一 般 墙 壁灯 | 各 种 材质 的 一 般 壁 灯 、 镜 前 灯 

















软 线 吊灯 头 | 一 般 吊 灯头 
节能 座 灯头 | 一 般 节能 座 灯 头 
座 灯 头 | 一 般 塑 胶 、 瓷 质 座 灯 头 





品 花灯 一 般 花 灯 


DENI 

(1) 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯具 安装 的 工程 量 。 

工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 应 区 别 不 同安 装 形式 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 ， 安 装 定额 适 
用 范围 见 表 9-21。 

















表 9-21 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 定额 适用 范围 


定额 名 称 灯具 种 类 
吉 杆 工厂 吊灯 配 照 (GC1-A)、 广 照 (GC3-A)、 深 照 (GC5-A)N 斜 照 (GC7-A)、 
圆 球 (GC17-A)、 双 单 (GC19-A) 
配 照 (GC1-B)、 深 照 (GC3-B)、- 斜 照 (GC5-C)、 圆 球 (GC7-B)、 
双 单 (GC19-A)、 广 照 (GC19-B) 
ЮН (бС1-С), J” H8(GC3-C). 3 Қ(аС5-С). ЖН (ОС7-С), 
343 (СС19-С) 





吊 链 式 工厂 灯 


吸 顶 式 工厂 灯 











BERII 配 照 (GC1-D/E)、 (GC3-D/E). ЖІ (ас5-Б/Е). 1 (СС7-Р/Е). 
шайна ХАЯ (ССІ9-С), JARIR S1(GC26-F/H) 
悬挂 式 工厂 灯 配 照 (GE21-2) 
Bü > 一 昭 保护 s Ы 散 昭 155 3 
防水 防 尘 灯 Р B、C)、 广 照 保 护 网 (GC11-A、B、C)、 散 照 (GC15-A、B、C、 D. E. 


(2) 工 三 其 他 灯具 安装 的 工程 量 

其 他 工厂 灯具 安装 191% 分 为 了 三 :个 大 类 : 碘 钨 灯 和 投 光 灯 、 混 光 灯 、 密 闭 灯 有 具 。 
“ 碘 钨 灯 和 投 光 灯 ” 区 分 防潮 灯 、 腰 形 船 顶灯 、 碘 钨 灯 、 管 形 氨 气 灯 、 投 光 灯 、 高 压 水 银 灯 ; 
WET KARET, MEET, WART: 密闭 灯具 区 分 安全 灯 、 防 爆 灯 、 高 压 水 银 防 爆 灯 、 
防爆 荧光 灯 ， 其 中 安全 灯 、 防 爆 灯 、 高 压 水 银 防 爆 灯 按照 直 杆 或 弯 杆 划分 子 目 ， 防 爆 荧 光 


































































灯 单 独 列 为 一 个 子 目 。 灯具 以 “10 E” 为 计量 单位 计算 。 安 日 范围 见 表 9-22. 
表 9-22 工厂 其 他 灯具 安装 定额 适用 范围 
定额 名 称 灯具 种 类 
Т 扁 形 防潮 灯 (GC-31)、 防 潮 灯 (GC-33) 
腰 形 船 项 灯 腰 形 船 项 灯 CCD-1 
碘 钨 灯 DW 型 、220V、300 一 1000W 
管 形 氨 气 灯 自然 冷却 式 200V/380V、20kW 内 
投 光 灯 TG 型 室外 投 光 灯 
高 压 水 银 灯 镇 流 器 外 附 式 镇 流 器 具 125--450У/ 
安全 灯 (AOB-1、2、3)、(AOC-1、2) 型 安全 灯 
防爆 灯 СВ С-200 型 防爆 灯 
高 压 水 银 防爆 灯 СВ С-125/250 型 高 压 水 银 防爆 灯 
访 爆 荧光 灯 СВ С-1/2 单 / 双 管 防爆 荧光 灯 
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3) 高 度 标注 (障碍 ) 灯 安装 工程 量 














高 度 标注 (障碍 ) 灯 分 为 烟 向 、 水 塔 、 独 立 式 塔 架 标志 灯 和 航空 障碍 灯 两 大 类 ， 烟 


水 塔 、 独 立 式 塔 架 标志 灯 按 高 度 不 同 划分 定额 子 目 ， 航 空 障碍 灯 单独 列 为 一 
工程 量 计算 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 
4) 装饰 灯具 安装 工程 量 























ТТЕ, А. 








由 于 装饰 灯具 种 类 繁多 ， 各 厂家 自行 定义 型 号 ， 在 套用 定额 子 目 时 为 了 减少 因为 产品 








规格 、 型 号 不 统一 而 发 生 的 争议 , 因此 定额 采用 灯具 彩色 图 片 与 定额 子 目 对 照 的 方法 编制 。 
当 施 工 图 设计 的 艺术 装饰 吊灯 的 头 数 与 定额 规定 不 相同 时 ， 可 以 按照 插值 法 进行 换算 。 





























体 垂 吊 长 度 为 灯 座 底部 到 灯 梢 之 间 的 总 长 度 。 





(1) 吊 式 艺术 装饰 灯具 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 编号 ， 区 别 不 同 装饰 物 、 灯 体 直 
径 和 灯 体 垂 吊 长 度 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 = М 


(2) 吸 项 式 艺术 装饰 灯具 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 ， 区 别 不 同 装饰 物 、 吸 益 
的 几何 形状 、 灯 体 直径 、 灯 体 周 长 和 灯 体 垂 吊 长 度 ， ”为 计量 单位 计算 。 灯 体 直 





径 为 吸盘 最 大 外 缘 直 径 ， а 7. 
兄长 度 为 吸盘 到 灯 梢 之 间 的 总 长 度 。 


吸 顶 式 艺术 装饰 灯具 的 灯 体 垂 


(3) ni ne 区 别 不 同安 装 形式 ， 依 据 


灯具 的 不 同类 型 采取 不 同 的 计量 单位 计 








O 组 合 荧光 灯 带 安装 工程 量 s uyu 区 别 安装 形式 、 灯 管 数 量 ， 


以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 灯具 的 з 与 定额 不 符 


设计 量 加 损耗 量 调整 主 材 。 


© 内 藏 组 合 tt ， 区 别 灯具 组 合 形式 ， 以 


“Тот” 为 计量 单位 计算 所 


@ — оо трое 2,24 编号 ， 以 “10m” 或 “10m2” 为 计量 单 


位 计算 。 发 3 按 设计 用 量 加 损耗 晤 计算 ; 

(4) 艺术 ee “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

(5) 几何 形状 组 合 艺术 装饰 灯具 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 编号 ， 
式 及 灯具 的 不 同形 式 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 





区 别 不 同安 装 形 





(6) 标志 、 诱 导 装 饰 灯具 安装 应 区 别 装饰 灯具 示意 图 集 编号 ， 区 别 不 同安 装 形式 ( 吸 项 








式 、 吊 杆 式 、 墙 壁 式 、 嵌 入 式 )， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 


(7) 水 下 艺术 装饰 灯 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 编号 ， 区 别 不 同 灯具 形式 ， 以 “10 


套 ” 为 计量 单位 计算 。 


(8) 点 光源 艺术 装饰 灯具 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 编号 ， 区 别 不 | 


同 灯 有 具 直径 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 
(9) 草坪 灯具 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同安 装 形式 ， 
单位 分 别 计算 工程 量 。 














同安 装 形式 、 不 


以 “10 套 ” 为 


(10) 歌舞 厅 灯 具 安装 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同 灯具 形式 ， 分 别 以 “10 











套 ”为 单位 为 计量 单位 计算 。 
装饰 灯具 安装 定额 适用 范围 见 表 9-23. 
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表 9-23 ”装饰 灯具 安装 定额 适用 范围 






























































ЕГІЛДІ ПАНЕ) 
И RAAR АЗЕ Е. ЖЕНТ ИСН ШИТ. EHI. RRD 
吊 式 艺术 装饰 灯具 | 灯 、 串 棒 灯 、 吊 杆 式 组 合 灯 、 玻 玉音 ( 带 装饰 ) 灯 

a | 不 同村 质 、 不 同 灯 体 垂 员 长 度 、 不 同 灯 体 几何 形状 的 息 环 (入 ) 订 、 利 梓 厅 、 
吸 项 式 艺术 装饰 灯具 | 挂 片 林 、 挂 碗 灯 、 挂 吊 碟 灯 、 玻 璃 ( 带 装饰) 灯 

不 同安 上 装 形式 、 不 同 灯 管 数量 的 组 合 荧光 灯光 带 ， 不 同 几 何 组 全 形式 的 内 蕊 
荧光 艺术 装饰 灯具 。 | 组 合式 灯 ， 不 同 几何 尺寸 、 不 同 灯具 形式 的 发 光 棚 ， 不 同形 式 的 立体 广告 灯 

箱 、 荧 光 灯 光 沿 

RAEE, RATRE. AARI. ЛЕТ. БОЛИП 

几何 形状 组 合 艺术 灯具 | Atr, ант. SEMET. О ЗАА АТ. IRAAN 

KHZ 

简易 ТЫТ. УОЙ 

1 ЕНТ. ЕНТ; ӘНІ 

A 

各 ЖҮЗ НИТ, E 

星 Т. ШЕН О, 、 频 闪 灯 、 太 阳 灯 、 Hi 








歌舞 厅 灯 具 


ER T. 迷你 单 立 ( 盘 彩 





、 边 界 灯 、 ЯГУ 
宙 灯 、 镜 面 球 灯 、\ 蛇 光 


5) 荧光 灯具 安装 工程 量 

荧光 灯具 安装 应 区 别 成 套 灯具 与 组 装 灯 具 ， 
数量 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

成 套 灯 具 是 指 由 工厂 定型 华 产 成 套 供应 的 灯具 ;即使 灯具 因 运输 需要 ， 出 厂 时 为 散 件 
到 现场 时 再 组 装 ， 这 样 的 籽 共 也 称 成 套 灯 具 。 2. 工厂 定型 生产 的 成 套 灯具 ， 
或 由 市 场 采 购 的 不 同类 型 散 件 组 装 起 来 ,甚至 局 部 改装 的 灯具 ， 组 装 型 荧光 灯具 每 套 可 计 
算 一 个 电容 器 安装 和 电容 器 的 费用 。 

荧光 灯具 安装 定额 适用 范围 见 表 9-24。 


表 9-24 荧光 灯具 安装 定额 适用 范围 
定额 名 称 灯具 种 类 


| 单 管 、 双 管 、 三 管 吊 链 式 、 吸 顶 式 、 现场 组 装 独立 荧光 
单 管 、 双 管 、 三 管 吊 链 式 、 吊 管 式 、 吸 项 式 、 成 套 独 : 


二 中 
灯具 安装 工程 量 
灯具 安装 应 区 别 灯具 种 类 ， 
适用 范围 见 表 9-25. 


并 区 分 灯 县 的 安装 形式 、 灯 具 种 类 、 灯 管 
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吊 管 























以 “10 套 ” 或 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 ， 安 装 定额 








表 9-25 ”医院 灯具 安装 定额 适用 范围 





定额 名 称 


灯具 种 类 





病房 指示 灯 


病房 指示 灯 





病房 暗 脚 灯 


病房 暗 脚 灯 





无 影 灯 


一 般 路 灯 安 装 了 
一 般 路 灯 安 装 包括 大 马路 弯 灯 和 庭院 路 灯 ， 大 马路 弯 灯 按 臂 长 划分 子 目 ， 


3 一 12 孔 管 式 无 影 灯 





[ 程 量 





庭院 路 灯 按 
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建筑 安装 工程 计量 与 计价 
.. - 2 Gs 


灯头 划分 子 目 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 
般 路 灯 适 用 于 小 区 内 照明 工程 ， 城 市 道路 的 路 灯 安装 执行 《湖北 省 市 政工 程 消耗 量 
定额 及 统一 基价 表 》。 
一 般 路 灯 安装 定额 适用 范围 见 表 9-26。 


表 9-26 路灯 安装 定额 适用 范围 


定额 名 称 灯具 种 类 

ЖЕНЕ 1.2m, Зп 以 内 ， 双 抱 夭 臂 长 3m、5m 以 内 、5m 以 上 
单 臂 县 挑 灯 架 双 拉 梗 臂 长 3.Sm 以 内 、5m 以 上 

1. HR АДА ЖИ Эт. Sm 以 内 、5m 以 上 

2. HER REMEK 3m, 5m 以 内 、5m 以 上 

1323998 K: 3m. Sm 以 内 、5m 以 上 

对 称 式 2.5m、5m 以 内 、5m 以 上 



































есш 非 对 称 式 2.5m、5m р, Sm 以 上 XK қ 
ден 对 称 式 2.5m、5m 以 内 、5m 以 上 қызы 
Ша 非 对 称 式 2.5m、5m 以 内 、5m 以 上 人， 





路 灯 灯具 HFR, WEHR ЯНА. НА. N 





大 马路 弯 灯 臂 长 1200mm ЦТ. Тона ut 
庭院 路 灯 柱 灯 三 火 以 下 、 七 火 以 下 ) 
8) 桥 栏杆 灯 安装 工程 量 AN 














兰 杆 灯 安 装 区 分 安装 形式 、` 是 否 ТІ 以 “19 套 ” 为 计量 单位 。 
灯 适 用 于 小 21. 的 照明 工程， 小 区 狐 的 桥梁 照明 : 工程 执行 《湖北 省 市 
танкан). қа, 
9) 地 道 涵洞 灯 安 装 玉 程 量 \ 
地 道 涵洞 灯 安装 区 分 安装 形式 和 灯 具 类 型 、 XY “10 套 ” 为 计量 单位 。 
地 道 涵洞 灶 安 DAM 于 小 区 内 照明 工程 > 小 区 外 的 地 道 涵洞 灯 安 装 执行 《湖北 省 市 政 
танна -基价 表 》。 
10) 艺术 喷泉 电气 设备 安装 工程 量 
艺术 喷泉 电气 设备 安装 包含 喷泉 照明 、 喷 泉 控 制 设备 安装 和 喷泉 水 下 配 电 三 个 部 分 。 
(1) 喷泉 照明 。 
@ 喷泉 水 下 彩色 照明 区 分 水 下 彩 灯 、 深 水 彩 灯 、 水 下 链 灯 、 水 下 灯 穿 管 日 光 灯 。 水 下 
彩 灯 、 深 水 彩 灯 按 功率 不 同 划 分 子 目 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 工程 量 ， 水 下 链 灯 区 分 
管 式 和 可 塑 ， 以 “m” 为 计量 单位 计算 工程 量 ; 水 下 灯 穿 管 日 光 灯 以 “m” 为 计量 单位 计算 
工程 量 。 
© 喷泉 水 上 辅助 照明 区 分 灯 或 灯 阵 的 类 型 。 聚 光 灯 、 散 光 灯 、 追 光 灯 、 投 影 灯 以 “10 
套 ” 为 计量 单位 ， 频 闪 器 阵 、 彩 灯 阵 、 彩 色 日 光 灯 阵 、 彩 色 链 灯 阵 以 “m?” 为 计量 单位 ; 
摇摆 旋转 式 雷达 灯 、6m 以 下 高 架 类 照明 灯 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 
(2) 喷泉 控制 设备 安装 。 
喷泉 控制 设备 分 为 普通 喷泉 控制 设备 、 音 乐 喷泉 控制 设备 、 喷 泉 特 技 效 果 控 制 设备 。 
普通 喷泉 控制 设备 根据 不 同 设备 类 别 分 别 以 “ 台 ” 或 “ 套 ” 为 计量 单位 ， 音 乐 喷 泉 控 制 设 
备 根据 不 同 设备 类 别 按 控制 回路 数 40 为 标准 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ; 喷泉 特技 效果 控制 设备 
摇摆 传动 器 按 其 功能 不 同 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
Ж УЛ 236 
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(3) 喷泉 水 下 配 电 。 

玻璃 钢 电 费 槽 以 “m ”为 计量 单位 ;接线 盒 、 接 线 管 帽 、 接 线 箱 以 只 为 计量 单位 。 

П) 舞台 (舞厅 ) 灯 具 、 效 果 器 具 安 装 

定额 将 舞台 (舞厅 ) 灯 具 、 效 果 器 具 安装 分 为 : 舞台 ( 厅 ) 灯 具 安 装 、 效 果 器 具 安装 、 灯 光 
调试 设备 安装 、 灯 光 架 制作 安装 、 赵 虹 灯 变 化 控制 器 及 继电器 安装 调试 。 

(1) 聚光灯 具 、 回 光 灯 具 、 散 光 灯 具 、 成 像 灯具 安装 分 别 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ， 追 光 
灯 区 分 不 同 功率 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ; 脚 光 灯 分 为 四 联 脚 光 灯 、 八 联 脚 光 灯 分 别 以 “ 台 ” 
为 计量 单位 ; 三 基色 灯 按 2 管 、4 管 、6 管 分 类 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ; 电脑 灯 区 分 不 同 功 
率 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(2) 效果 器 具 安 装 区 分 不 同 效果 器 具 设 备 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

(3) е “个 ”为 计量 单位 。 
一 条 控制 回路 称 为 一 个 ， 如 果 一 个 设备 有 5 条 控制 回路 ， AS 作 量 为 5 个 。 

(4) 灯光 架 制 作 安装 依据 构成 灯光 架 的 材料 划分 子 且 , 以 | 10m” 为 计量 单位 计算 。 

(5) 霓虹灯 变化 控制 器 及 继电器 安装 调试 分 为 : 变化 控制 器 安装 调试 、 防 雨 定时 控制 
器 安装 调试 、 继 电器 安装 。 变 化 控制 器 安装 调 工程 量 ; 按 不 同 的 变化 路 数 以 “ 台 ” 为 计 
量 单位 计算 ， 防 雨 定时 控制 器 安装 工程 量 ,- 按 接触 器 的 额定 电流 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计 
Я. 继电器 安装 工程 量 ， 以 “个 ” ч. 

12) 其 他 灯具 У“ i 
其 他 灯具 有 如 下 类 别 。 红 外 感 筷 及 记 光 控 感应 吸 顶 籽 妥 装 、 室 外 铂 氛 管 灯 安装 、 高 铝 
三 基色 灯 管 霓虹灯 制作 安装 与 勿 打扰 灯 安 装 、 ЯТ Эі за, 太阳 能 灯具 安装 。 

(Т) 红外 感应 吸 顶 籽 及 声 光 ш MERRI, 按 直 径 不 同 , 分 别 以 “10 
套 ” 为 计量 单位 计算 4 | 55 

(2) 室外 镁 氛 管 秆 安装 区 分 不 同 的 安装 位 置 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

(3) 高 铅 兰 基色 灯 管 霓虹灯 制作 安装 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 ， 安 装 于 墙 上 的 请 勿 打 
扰 灯 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 工程 量 。 
(4) 地 坪 灯 具 安 装 区 分 地 板 下 和 水 泥 地 坪 下 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 ; 泛 光 灯 安 
装 区 分 墙 上 、 地 坪 上 、 杆 上 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 

(5) 太阳 能 灯具 安装 区 分 路 灯 与 庭院 灯 。 太 阳 能 路 灯 (LED) 安 装 依据 其 臂 长 的 不 同 ， 以 
“10 套 ” 为 计量 单位 计算 ， 太阳 能 庭院 灯 (LED) 安 装 以 “10 套 ” 为 计量 单位 计算 。 


жн 说 明 


菜 办 公 楼 照明 施工 图 上 , 荧光灯 旁 的 标注 为 40-осүм2- >, , 若 该 工程 荧光 灯 总 数 如 标注 所 示 ， 


试 计算 该 荧光 灯 安 装 费 及 主 材 费 (灯具 ) 为 多 少 ( 设 工程 建设 地 点 在 武汉 市 ， 每 套 灯 具 价 格 为 81.21 元 ; 灯 管 
价格 为 7.15 л). 


【 解 〗 由 题 意 套用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 价 。 
(1) 计算 定额 单位 数 40/10=4. 










































































237-5550 


СЕТЕ ЬН 
E 


(2) 套用 定额 (2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》)。 
定额 编号 : C4-1676. 

灯具 安装 费 : 220.47x4=881.88( 元 )， 其 中 : 

人 工 费 =147.32x4=589.28( 元 ); 

材料 费 =73.15x4=292.60( 元 ); 

机 械 费 = 0х4-0; 

灯具 费 =81.21x10.10x4=3280.88( 元 ); 

灯 管 费 =7.15x10.10x4=288.86( 元 ); 

灯具 安装 费 合计 : 881.88+3280.88 + 288.86=4451.62( 元 ). 
其 中 : 人 工 费 589.28 元 ; 

材料 费 292.60+3280.88+288.86=3862.84( 元 ); 

机 械 费 0. 


Чан 说 明 


某 建 筑 物 二 层 电气 照 明 平面 布置 图 如 图 9.23 Ж. 


































































































图 9.23 ” 某 建筑 物 二 层 电 气 照 明 平 面 图 


说 明 : (1) 本 工程 开关 、 插 座 均 采用 鸿雁 系列 产品 ， 安 装 高 度 为 1.4m. 

(2) 出 口 标志 灯 安装 在 门 上 方 ， 朴 散 指示 灯 距 地 0.Sm. 

(3) 配 电 箱 安装 高 度 为 下 沿 距 地 1.4m Ж. 
试 计算 除 配 管 配 线 外 ， 照 明 电气 安装 工程 ， 即 配 电 箱 、 灯 具 、 开 关 、 插 座 、 系 统 调试 等 的 工程 量 。 
计算 结果 见 表 9-27. 


Ж Ж 





工作 任务 9 Т, 电气 设备 安装 工程 定额 计价 








表 9-27 照明 工程 量 计 算 结果 








































安装 项 目 名 称 位 

1 ”| 定型 照明 配 电 箱 安 装 в | 3 
2 | 球形 吸 顶灯 安装 9% | 0.9 
3 ”| 标志 、 诱 导 灯 具 灯 安装 10 £ | 03 
4 | 双 管 吸 项 荧光 灯 10 套 | 27 
5 | 单 联 板式 暗 开关 安装 10 套 | 0.5 
6 | 单 联 板式 暗 开关 双 控 10345 0.3 
7 | 双 联 板式 暗 开关 安装 0.1 
8 | 单 相 三 孔 暗 插座 
9 送 配 电 系 统 调试 


9.2.8 ”弱电 工程 定额 的 内 容 及 使 用 定额 的 注意 事项 


住 建部 建筑 管理 司 将 建筑 智能 化 工程 划分 为 如 下 工程 项 目 ， 计 算 机 管理 、 楼 宇 设备 自 
控 、 保 安 监控 及 防盗 报警 系统 、 智 能 卡 系统 、 通 信 系统 % 正 星 及 共用 电视 、 车 库 管理 系统 、 
综合 布线 系统 、 计 算 机 网 络 系统 、 广 播 系统 、 会 议 系统 、 视 频 点 播 系统 、 智 能 化 小 区 物业 
管理 系统 、 可 视 会 议 系统 、 大 屏幕 显示 系统 \ 智能 灯光 和 音响 控制 系统 、 火 灾 报 警 系统 、 
机 房 工程 、UPS 变 配 电 、 手 机 信号 放 太 并 未 地 无 线 通 信 、 桥 架 及 管线 施工 、 电 子 抄 送 系统 。 

建筑 智能 化 工程 属于 弱电 工程 的 一 部 分 ， 在 今天 的 建筑 中 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 本 章节 
仅 介绍 在 建筑 工程 项 目 中 应 用 绞 多 的 建筑 智能 化 工程 的 汇合 用， 在 本 工作 任务 中 ， 弱 电 
工程 项 目 仅 指 建筑 智能 化 工程 项 目 。 

Te те Riti лев лан ыл 
《第 五 册 “建筑 智能 化 工程 》 和 《第 九 册 、 消 防 于 程 》 的 第 四 章 火灾 自动 报警 系统 、 第 五 
消防 系统 调试 中 2 š 

1. HEILAR 

《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 ”第 五 册 ”建筑 智能 化 工程 》 各 章 内 容 
以 及 《第 九 册 ”消防 工程 》 第 四 章 、 第 五 章 部 分 内 容 。 

2. 使 用 弱电 工程 定额 的 注意 事项 


1) 工程 定额 的 适用 范围 

(1) 《建筑 智能 化 工程 》 定 额 适用 于 新 建 和 扩建 项 目 中 的 智能 化 系统 设备 的 安装 、 调 
试 工程 。 

(2) 《消防 工程 》 定 额 适用 于 新 建 、 扩 建 和 整体 更 新 改造 的 消防 安装 工程 。 

2) 定额 使 用 说 明 

а) 《建筑 智能 化 工程 》 定 额 使 用 说 明 。 

O 电源 线 、 控 制 电缆 敷设 、 电 缆 托 盘 铁 件 制作 、 电 线 槽 安装、 桥架 安装 、 电 线 管 敷设 、 
厂区 特殊 部 位 电缆 保护 管 敷设 、 电 气 设备 、 电 器 器 件 、 接 线 箱 ( 盒 )、 接 地 系统 、 溺 ОЕ, 
打 孔 、 打 洞 ， 执 行 《第 四 册 ”电气 设备 安装 工程 》 相 关 定 额 项 目 。 

© 蓄电池 组 、 六 孔 管道 、 人 孔 、 手 孔 、 立 杆 工程 、 专 业 通 信 系 统 工程 ， 执 行 《第 十 一 
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ж ”通信 设备 及 线路 工程 》 相 关 定 额 项 目 。 

© 机 架 等 项 目的 除 锈 、 刷 油 执行 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 相 关 定 额 项 目 。 

Ф 土石 方 工程 、 路 面 开 挖 及 修复 ， 执 行 湖北 省 市 政工 程 、 公 共 专 业 相 应 定额 项 目 。 

© 本 册 定 额 的 设备 安装 工程 按 成 套 购置 考虑 ， 包 括 构件 、 标 准 件 、 附 件 和 设备 内 部 连 
线 。 若 为 非 成 套 供应 ， 由 设计 按 实 计 列 。 

《建筑 智能 化 工程 》 第 二 章 综合 布线 系统 工程 定额 仅 计 列 直接 构成 工程 实体 的 主要 
材料 ， 其 他 材料 的 计算 方法 按 章 说 明 相关 规定 计 列 。 

@ 本 定额 中 的 工作 内 容 已 说 明了 主要 的 施工 工序 , 次 要 工序 未 说 明 , 但 均 已 包含 在 内 。 

(2) 《消防 工程 》 定 额 使 用 说 明 。 

O 电缆 敷设 、 桥 架 安装 、 配 管 配 线 、 接 线 盒 、 动 力 、 应 急 照 明 控制 设备 、 应 急 照 明 器 
具 、 电 动机 检查 接线 、 防 雷 接地 装置 等 安装 ， 均 执行 《第 四 册 1 电气 设备 安装 工程 》 相 关 
定额 项 目 。 Ё д 
@ 各 种 仪表 的 安装 及 带电 讯号 的 阀门 、 水 流 指示 уж. 驱动 装置 及 泄露 报警 
开关 的 接线 、 校 线 等 ， 执 行 ыт. 应 定额 项 目 。 

3) 弱电 工程 定额 有 关 取 费 的 规定 

《建筑 智能 化 工程 》《 消 防 工程 》 定 额 中 йи. 暗室 施工 增加 费 、 高 层 建筑 ( 指 
高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 民用 建筑 ) 节 oe 与 生产 同时 进行 增加 的 费用 、 在 有 害 身 
体 健康 的 环境 中 施工 增加 的 费用 、 肢 3 fF 费 ， 其 计算 方法 同 《 电 气 设备 安装 工程 》 有 










































































关 的 取 费 规定 。 К. У ХХ 

з. 《第 五 册 ҮГҮТ, 内 容 以 及 оқ ж рін) got йлн 
设置 及 工程 量 计算 规则 х-- Xx І 

D 计算 机 应 用 。 е ге „БУ 

а) жж P 


本 章 包 括 : араық 调试 ， 输 入 设备 安装 、 调 试 ， 输 出 设备 安装 、 调 试 ， 控 制 
设备 安装 、 调 试 ， 存 储 设备 安装 、 调 试 ， 机 柜 安装 、 接 口 卡 安装 、 调 试 ， 网 络 集线器 安装 、 
调试 ， 路 由 器 设备 安装 、 调 试 及 系统 功能 调试 ， 收 发 器 设备 安装 、 调 试 ， 防 火 墙 设备 安装 、 
调试 ， 局 域 网 交换 机 设备 安装 、 调 试 ， 网 络 服务 器 安装 、 调 试 ， 网 络 软件 系统 安装 、 调 试 
及 系统 运行 ， 共 14 个 项 目 84 个 子 目 。 

(2) 工程 量 计算 规则 。 

@ 计算 机 网 络 终端 和 附属 设备 安装 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

© 网 络 系统 设备 、 软 件 安装 、 调 试 ， 以 “人 台 ( 套 )” 为 计量 单位 计算 。 

@ 局 域 网 交换 机 系统 功能 调试 ， 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 

@ 网 络 调试 、 系 统 试 运行 、 验 收 测试 ， 以 “系统 ”为 计量 单位 计算 。 

2) 综合 布线 系统 工程 

Т 本 章 项 目 设置 。 

本 章 包括 : 安装 过 线 (路 ) 盒 、 信 息 插 座 底 盒 (接线 盒 )， 安 装机 柜 、 机 架 、 接 线 箱 、 抗 震 
底座 ， 布 放 缆 线 ， 电 话 出 线 口 、 电 话 线 架空 引入 装置 安装 ， 穿 放 、 布 放 广播 线 ， 穿 放 、 布 
放 双 绞 线 缆 、 大 对 数 线 绕 ， 布 放 光 绕 、 光 缆 外 护 套 、 光 纤 束 ， 缆 线 终 接 ， 综 合 布线 系统 测 
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试 ， 共 5 个 项 目 132 Н. 

(2) 工程 量 计算 规则 。 

Ф 过 线 (路 ) 盒 安装 区 分 半 周 长 大 小 ,信息 插座 底 盒 (接线 盒 ) 区 分 安装 位 置 ， 以 “10 个 ” 
为 计量 单位 计算 。 

© 机 柜 、 机 架 、 接 线 箱 、 抗 震 底座 安装 ， 以 “ 台 ( 个 )” 为 计量 单位 计算 。 

@ 漏 泄 同 轴 电 缆 布 放 区 分 布 放 环境 ， 以 单 根 “100m” 为 计量 单位 计算 。 

© 电话 线 线 缆 、 广 播 线 、 双 绞 线 缆 、 大 对 数 电缆 敷设 ， 定 额 将 穿 管 与 暗 模 敷设 归 为 一 
个 定额 子 目 ， 将 明 装 线 槽 、 桥 架 、 支 架 、 网 络 地 板 内 敷设 归 为 另外 一 个 定额 子 目 ， 依 据 不 
同 导线 类 型 和 线 芯 数 的 不 同 ， 以 单 根 “100m” 为 计量 单位 计算 。 

© 光缆 敷设 区 分 室内 敷设 和 室外 数 设 , 根据 不 同 的 敷设 方式 区 分 线 芯 数量 , 以 “100m” 




















为 计量 单位 计算 。 2% 
电话 出 线 口 、 电 话 电 统 架空 引入 装置 以 “个 ( 套 )” 为 和 i 计算 。 

Ф жашны DT WAWA siya à 以 “处 ”为 计量 单位 计算 。 

© 卡 接 双 绞 线 缆 以 “100 条 ”为 计量 单位 计算 。 

Ө) 制作 电缆 跳 线 以 “条 ”为 计 М” 区 分 单 模 与 多 模 ， 以 “条 ”为 计 

量 单位 计算 。 

@ 配 线 架 安装 打 接 ， 区 分 不 同 к А ҚҰ 为 计量 单位 计算 。 

O 跳 线 架 安装 打 接 ， 区 分 不 司 以 “条 ”为 计量 单位 计算 。 

@ O А пп, KARRA bL “10” ЭЛ 
ШИЙ; ЕРНИ ЭШ, DL 所 0 从 ”为 计量 单位 计算 。 

O 光纤 连接 盘 安 装 以 “ 块 ”为 计量 单位 计算 。 六 一 

D 光纤 连接 区 分 不 同 连 接 方法 ， 区 分 单 模 或 多 模 ， 以 “ 芯 ” 为 计量 单位 计算 。 

O 光缆 终端 念 安装 区 分 不 同 线 芯 ， 议 如 个 ”为 计量 单位 计算 。 

© 布 放 书 纤 和 布 放 尾 线 以 “ 根 ”为 计量 单位 计算 。 

@ 跳 块 打 接 以 “100 个 ”为 计量 单位 计算 。 

O 双 绞 线 统 测试 以 “ 链 路 (信息 点 )” 为 计量 单位 计算 ， 光 纤 测试 区 分 单 光纤 和 双 光纤 
以 “ 链 路 ( 芯 )” 为 计量 单位 计算 。 

3) 建筑 设备 监控 自动 化 系统 工程 

(1) 本 章 项 目 设置 。 

本 章 定额 包括 ， 中 央 管理 系统 安装 、 调 试 ， 通 信 网 络 控制 设备 安装 ， 控 制 器 安装 、 调 
试 ， 第 三 方 设备 通信 接口 安装 ， 传 感 嚣 安装， 阀门 及 电动 执行 机 构 安装 ， 建 筑 设备 自动 化 
系统 设备 调试 、 系 统 试 运行 ， 共 7 个 项 目 145 个 子 目 。 

(2) 工程 量 计算 规则 。 

@ 第 三 方 设备 通信 接口 安装 、 调 试 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 

@ 控制 网 络 通信 设备 安装 、 控 制 器 安装 、 流 量 计 安 装 与 调试 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

© 温 ( 湿 ) 度 传感器 、 压 力 传感器 、 电 量变 送 器 和 其 他 传感器 及 变 送 器 以 “ 支 ”为 计量 
单位 计算 。 

Ф 多 表 远 传 系统 基 表 及 控制 设备 抄 表 采 集 系统 安装 与 调试 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 

© 多 表 远 传 系统 中 央 管理 系统 调试 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 
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© 阀门 及 电动 执行 机 构 安装 、 调 试 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 
@ 楼 宇 自控 中 央 管理 系统 安装 、 调 试 以 “系统 ”为 计量 单位 计算 。 
楼 宇 自控 用 户 软件 安装 、 调 试 以 “ 套 ”为 计量 单位 计算 。 
© 全 系统 调试 费 ， 按 人 工 费 的 30% 计 取 。 
4) 有 线 电视 、 卫 星 接收 系统 工程 
() 本 章 项 目 设置 。 
本 章 定额 设置 了 电视 共用 天 线 安装 、 调 试 ， 前 端 机 柜 及 电视 墙 安装 ， 穿 放 、 布 放射 频 
传输 电缆 ， 制 作 射频 电缆 接头 与 用 户 终端 盒 安装 ， 前 端 射频 设备 安装 与 调试 ， 卫 星 地 面 站 
接收 设备 安装 与 调试 ， 光 端 设 备 安装 与 调试 ， 有 线 电视 系统 管理 设备 安装 与 调试 ， 播 控 设 
备 安装 与 调试 ， 传 输 网 络 设备 安装 与 调试 ， 分 配 网 络 设备 安装 与 调试 ,终端 调试 ， 共 12 个 
项 目 103 个 子 目 。 K 
(2) 工程 量 计算 规则 。 < 
Ф 电视 共用 天 线 安装 与 调试 ， 以 “ 副 ” FEARTA 
@ 敷设 天 线 电 缆 ， 以 “m” 为 计量 单位 计算 。， ж 
@ 制作 天 线 电缆 接头 ， 以 “ 头 ”为 计量 单位 计算 。 
@ 电视 墙 安装 、 前 端 土 频 设备 安装 与 调试 ， Deg” н. 









































© 卫星 地 面 站 接收 设备 、 光 端 t ауана, 播 控 设备 安装 与 调试， 
以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 У“ E 
© 干线 设备 、 分 配 网 络 安 3 шы, 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 











5) 音频 、 视 频 系 统 工程 ” Ç ХА 
а) 本 章 项 目 设置 .XC - А x 
本 章 定额 包括 ?条 声 系统 设备 安装 、 MIRENT, 背景 音乐 系统 设备 安装 、 调 试 及 





试 运行 ， 多 ига 调试 ， 多 媒体 会 议 系统 设备 安装 、 调 试 ， 
共 4 个 项 目 20 -В. ! 

(2) 工程 量 计算 规则 。 

O 扩 声 系统 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

@ 扩 声 系统 设备 分 系统 调试 、 试 运行 ， 以 “系统 ”为 计量 单位 计算 。 

@ 背景 音乐 系统 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

© 背景 音乐 系统 试 运行 ， 以 “系统 ”为 计量 单位 计算 。 

@ 多 媒体 显示 及 信息 发 布 系统 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

@ 多 媒体 会 议 系 统 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

@ 扩 声 全 系统 联 调 费 ， 按 人 工 费 的 30% 计 取 。 

背景 音乐 全 系统 联 调 费 ， 按 人 工 费 的 30% 计 取 。 

6) 安全 防范 系统 工程 

а) 本 章 项 目 设置 。 

本 章 定额 包括 : 入 侵 探 测 器 安装 (室内 外 、 周 界 )， 入 侵 报警 控制 器 安装 ， 报 警 显示 设 
备 安装 ， 报 警 信号 传输 设备 安装 ， 出 入 口 目 标识 别 设 备 安装 ， 出 入 口 控制 设备 安装 ， 出 入 
执行 机 构 设备 安装 ， 监 控 摄像 设备 安装 ， 视 频 控制 设备 安装 ， 控 制 台 和 监视 器 柜 架 安装 ， 
音频 、 视 频 及 脉冲 分 配器 、 视 频 补偿 器 安装 ， 视 频传 输 及 录像 、 记 录 设备 安装 ， 显 示 设 备 
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安装 ， 停 车 场 管理 系统 设备 安装 、 调 试 ， 安 全 防范 系统 调试 、 试 运行 ， 共 15 个 项 目 203 个 
子 目 。 
(2) 工程 量 计算 规则 。 
O 入 侵 报警 器 (室内 外 、 周 界 ) 设 备 安装 工程 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 。 
@ 出 入 口 控制 设备 安装 工程 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 
© 电视 监控 设备 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 ， 显 示 装 置 以 “m2” 为 计量 单位 计算 。 
@ 停车 场 管 理 系统 设备 安装 与 调试 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 计算 。 
@ 分 系统 调试 、 系 统 集成 调试 ， 以 “系统 ”为 计量 单位 计算 。 
© 安全 防范 全 系统 联 调 费 ， 按 人 工 费 的 35% 计 取 。 
@ 停车 场 管理 系统 (包括 车 辆 检测 识别 设备 、 出 入 口 设备 、 显 示 信 号 设备 、 监 控 管 理 
中 心 设备 ) 联 调 费 ， 按 人 工 费 的 30% 计 取 。 
7) 住宅 (小 区 ) 智 能 化 系统 工程 < 
4 





























宅 (小 区 ) 智 能 化 系统 试 运行 ， 共 
化 系统 安装 工程 。 





(1) 本 章 项 目 设置 
本 章 定额 包括 :住宅 (小 区 ) 智 能 化 设备 安装 кін 
2 个 项 目 29 个 子 目 。 本 章 定额 适用 этн Лен 
O 工程 量 计算 规则 。 
Ф Et “а” нй. 
Ф takisik ан Ми “ноу; 管 理 中 心 调试 以 “系统 ， 
计算 。 2% 
@ ми ТИ “系统 ”计算 。 KA 
Ф 全 系统 调试 费 ， 按 下 工 费 的 30% 计 取 。 AN 
@ ttt hiep ЕНЕН МЕНЫН ts e. 
8) 火灾 警 系统 安装 
(1) 本 章 项 目 设置 。 
本 章 定额 包括 :典型 探测 器 安装 ， 线 型 探测 器 安装 ， 按 钮 安装 ， 模 块 (模块 箱 ) 安 装 ， 
报警 控制 器 安装 ， 联 动 控制 器 安装 ， 报 警 联动 一 体 机 安装 ， 重 复 显示 器 安装 ， 警 报 装置 安 
装 ， 运 程控 制 器 安装 ， 消 防 广播 、 对 讲 电话 主机 ( 柜 ) 及 备用 电源 安装 ， 共 1 个 项 目 69 个 子 目 。 
O 工程 量 计算 规则 。 
@ 典型 探测 器 安装 区 分 线 制 与 探测 物理 量 ， 以 “只 ”为 计量 单位 计算 。 
O 线 型 探测 器 安装 ， 以 “10m” 为 计量 单位 计算 。 
© 按钮 、 模 块 、 报 警 接口 安装 ， 以 “个 ”为 计量 单位 计算 。 
D 模块 箱 安装 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 
© 报警 控制 器 和 联动 控制 器 安装 按 线 制 、 安 装 方式 、 控 制 点 数 不 同 ， 以 “ 台 ” 为 计量 
单位 计算 。 
© 报警 联动 一 体 机 安装 按 安装 方式 、 控 制 点 数 不 同 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 
@ 重复 显示 器 安装 区 分 限制 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计量 。 
报警 装置 安装 区 分 声 光 报警 装置 与 警 铃 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计量 。 
O 远程 控制 器 按 不 同 控制 回路 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 
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@ 广播 设备 安装 ， 以 “ 台 ” 或 “只 ”为 计量 单位 计算 。 

O 消防 电话 交换 机 区 别 不 同门 数 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

O 消防 电话 分 机 或 插 孔 ， 分 别 以 “部 ”或 “个 ”为 计量 单位 计算 。 

@ 消防 备用 电源 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 计算 。 

9) 消防 系统 调试 

(1) 本 章 项 目 设置 。 

本 章 定额 包括 : 自动 报警 系统 调试 ， 水 灭火 系统 控制 装置 调试 ， 防 火 控制 系统 装置 调 
试 ， 气 体 灭 火 系统 装置 调试 ， 火 灾 事 故 广播 、 消 防 通信 、 消 防 电梯 系统 装置 调试 ， 共 5 个 
项 目 22 个 子 目 。 

(2) 工程 量 计 算 规 则 。 

@ 自动 报警 系统 ， 包 括 各 种 探测 器 、 报 警 器 、 报 警 按 钮 、 报警 控制 器 、 消防 广播 、 消 
防 电话 等 组 成 的 系统 ， 按 不 同 点 数 乘 以 系统 计算 。 

@ 水 灭火 控制 装置 ， 自 动 喷洒 系统 按 水 流 指示 器 数量 以 Y 此 ( 支 路 ) ”计算 ; 消火栓 系 
统 按 消火栓 启 泵 按钮 数量 以 “点 ”计算 ， 消 防水 炮 系 野 按 水 炮 数量 以 “点 ”计算 。 

@ 防火 控制 装置 , 包括 电动 防火 门 、 防 火 卷 帘 问 、 正 压 送 风 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 控制 阀 、 
消防 电梯 等 防火 控制 装置 。 电 动 防火 门 、 防 火 卷帘门 、 正 压 送 风 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 控制 闪 
等 调试 以 “个 ”计算 ， 消 防 电梯 以 “部 “计算 

Ф 气体 灭火 系统 调试 ， 按 气体 灭火 系统 装置 的 瓶 头 阀 以 “点 ”计算 。 

© 消防 系统 调试 定额 是 控 沾 次 调试 编制 的 。 若 调试 只 进行 了 2 次 ,定额 以 系数 0.5: 
若 调试 只 进行 3 Ж, Я 定额 乘 以 系数 0.75。 X. YA 





























9.3 ТТТ 


9.3.1 ТЕБ: 济南 市 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 
1. 工程 量 计算 
(1) 电气 照明 管线 工程 工程 量 计算 书 ( 表 9-28)。 


表 9-28 电气 照明 管线 工程 工程 量 计算 书 
工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 


























序 А 部 位 
号 工程 项 目 名称 计算 式 提要 
进 建筑 物 线 
.5+(2.195-0.8-0.8)+2.1+0.15+0. 
1 [scafo 1.5+(2.195-0.8-0.8)+2.1+0.15+0.1 引入 
V22-4x35 [4.45+2.0 进 建筑 物 +(1.2+1.0) 预 留 ]x(1+2.5%) 
集中 电表 箱 至 户 半 地 下 
漏电 配 电 箱 0.1+2.85+0.15+2.2+1.8+0.1 室 电力 
2 |PVC32(WC) 照明 
线 BV-10(3 根 ) [7.2+(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 ]x3 26 
(EP) 
















































































工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住 宅 楼 电气 照明 工程 续 表 
š 
В 工程 项 目 名 称 к 数量 计算 式 ae 
@ 照 明 回路 2 根 : 0.1+(2.195-1.8-0.2)+0.6+8.55+9.15+3.6+(2.195-1.3)x8 
т | 35.45 |+(2.195-2.0)x2=29.75 
3 |PVC16(CO) 3 根 ，1.5+4.2=5.7 
线 BV-2.5 m| 77.5 | [29.75+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+5.7x3 
© ñ [E| ER alase 0.1+1.8+(3.15+0.3)+1.95+3.6+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+4.2+0.3)+ 
4 |PVC20(FC) 0.6+4.05+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+4.2+0.3)+2.1 半 地 下 
线 BV-4(3 根 ) т | 108.3 |[35.65+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 i б 
такый m | 30.75 | 0.1+1.8+(3.6+2.0)+(4.2+3.9)+(3.6+4.2)+0.45+2.0x3 照明 
5 (РУС2О(ЕС) ` 
% BV-4(3 18) m| 93.6_|[30.75+(0.25+0.2) 预 留 ]3 | 
ONRAN m| 96 [[(0.1+1.8-1.6)+2.4+(2-1.6)]4(2+2.9+1.6) 
6 |РУС20(ЕС) 
% ВУ-4(3 18) т | 30.15 | [9.6+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
eb m| 14.25 |0.1-1.8:(2.71.8)(1.8%2,25:2.0)-1.8 
7 |PVC20(FC) 
线 BV-4(3 根 ) m| 441 |[14.25+(0.25F012) 预 留 ]x3 
集中 电表 箱 至 户 
漏电 配 电 箱 m| 74 |041+015+525+1.8+0.1 
PVC32(WC 
% ВУ-10(3 №) m | 30.15 }{7.4+(1.2+1.0)+(0.25+0,2у 1 ]х3 
218: 0.14(2.195-1.8-0.2)у+28.8+(2.195-1.3)х5+(2.195-2.0)х2 
@ 照 明 回路 =33.96 
9 |РУСІ6(СС) т | 3875 |; іш, (2.19541-3)222179 
4 根 : 3 
线 BV-2.5 m | 86.19 | [29.75+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+1.79x3+3x4 
@ 普 通 插 座 回路 ТТ 0.1+(1.8-0.3)+6.3+(0.3+4.2+0.3+0.6)+(0.3+3.6+0.3+ 
10 |PVC20(FC 2.25)+(0.3+8.25+0.3)+(0.3+3.6+0.3+1.5) 
线 BV-4(3 根 ) m | 104.25 | [34.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
i ол Ж m | 1615 | 0.1+(2.0-1.8)+6.75+(2.0+4.2+2.0+0.9) 
线 BV-4(3 根 ) m | 49.8 |[16.15+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
Mia m | 17.15 | 0.1+1.8+5.55+1.6+(2.0-1.6)2.0+2.9+1.6+1.2 
12 | РУС20(ЕС) 
线 BV-4(3 18) m| 52.8 |[17.15+(0.25+0.2) 预 留 ]*3 
лини т | 16.75 | 0.1+1.8+4.95+2.0+(2.0-1.8)+0.6+3.3+1.8+2.0 
13 | PVC20(FC) 
% BV-4(3 18) m| 51.6 |[16.15+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
集中 电表 箱 至 户 一 层 电 
ñ 漏电 配 电 箱 m| 88 |0.1+0.15+2.25+2.2+2.195+1.8+0.1 力 照明 
PVC32(WC) 工程 
线 ВУ-10(3 根 ) т | 34.35 | [8.8+(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 ]*3 ( 左 户 ) 
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ЕЕЕ 
工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 js 
т 工程 项 目 名 称 и 数量 计算 式 部 位 
= ш 提要 





2 根 : 0.1+(2.8-1.8-0.2)+0.6+9.75+14.4+3.6+(2.8-1.3) х 




















@ 照 明 回路 
ЕНЕ т | 50.05 | 6:(2.8-2.0)х2-39.85 
cO 3 根 ，7.2+(2.8-1.3)x2=10.2 
线 BV-2.5 m| 111.2 | [39.85+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+10.2x3 
@ 普 通 插 座 回 路 ases 0.1+1.8+(3.15+0.3)+1.95+3.6+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+ 
m E 
16 | РУС20(ЕС) 4.2+0.3)+0.6+4.05+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+4.2+0.3)+2.1 
% BV-4(3 根 ) т | 108.3 | [35.65+(0.25+0.2) 预 留 ]*3 一 层 电 
重 座 回路 力 照明 
m | 31.35 |0.1+1.8+(3.6+2.9)+4.2+(0.3+2.0)x2+3.9+(3.6+4.2)+0.45+2.0 ы; 
17 |РУС20(ЕС) 工程 
% ВУ-4(3 №) m| 95.4 |[31.35+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 (EP) 
OBA ERE EI 





т | 11.65 |3.45+[0.1+1.8-1.6+(2.2-1,6)х2]+(2,2+2.9+1.6) 
18 | РУС20(ЕС) 


% ВУ-4(3 №) m| 36.3 |[11.65+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
@ 卫 生 间 插座 回路 
19 |PVC20(FC 





т | 14.25 |0.1+1.8+(2.7+1,8)+(1,8+2.25+2.0)+1.8 




















线 BV-4(3 根 ) m| 441 |[14.25+(0.25+0.2)f8iB1]*3 
集中 电表 箱 至 户 
% 漏电 配 电 箱 m| 9.6 110.1+015+5.25+2.195+1.8+0.1 
PVC32(WC 
% BV-10(3 根 ) т 9.6+(1.2+1.0) 预 留 +(0.25¥0.2) 预 留 ]x3 
2%: 0.1+4(2.8-1.8-0.2)+10.65+14.4+4.2+4.05+(2.8-1.3)х 
@ 照 明 回路 5-Ң2.8-2.0)2-43.3 
т | 52.75 
21 |РУСІ6(СС) з №: (2.8-1.3)<3-1.95-6.45 
40: 3 
线 BV-2.5 т | 118.85 | [43.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+6.45x3+3x4 аш 
ONEI E alll 548 0.1+(1.8-0.3)+6.3+(0.3+4.2+0.3+0.6)+(0.3+3.6+0.3+ DRE 
22 | PVC20(FC) 2.25)+(0.3+8.25+0.3)+(0.3+3.6+0.3+1.5) re 
% ВУ-4(3 №) т | 104.25 | [34.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 сар) 
图 空调 插座 回路 
т | 16.15 | 0.1+(2.0-1.8)+6.75+(2.0+4.2+2.0+0.9) 
23 |PVC20(FC) 
线 BV-4(3 根 ) m| 49.8 |[16.15+.(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
ORARE 





т| 19.8 |0.1+1.8+7.2+1.6+(2.2-1.6)х2+(2.2+2.9+1.6+1.2) 
24 |РУС2О(ЕС) 


% ВУ-4(3 ІН) т | 60.75 |[19.8+(0.25+0.2) 预 留 ]*3 
回 卫生 间 插 座 回路 
25 | PVC20(FC) 

线 ВУ-4(3 根 ) m | 51.6 |[16.75+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 








т | 16.75 | 0.1+1.8+4.95+2.0+(2.0-1.8)+0.6+3.3+1.8+2.0 
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工程 名 称 ;， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 续 表 
序 | 工程 项 目 名 称 || mm 计算 式 部 位 
号 位 提要 
集中 电表 箱 至 户 
56 漏电 配 电 箱 m| 63.2 | (0.1+0.15+2.25+2.2+2.195+1.8+0.1)x4+2.8x(1+2+3+4) 
PVC32(WC) 
% ВУ-10(3 根 ) т | 221.4 163.2x3+[(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 ]x4x3 
ORNER 2 根 : [0.1+(2.8-1.8-0.2)+0.6+9.75+14.4+3.6+(2.8-1.3)x6+ 
larenco m | 200.2 | (2.8-2.0)x2]x4=39.85x4 
3 根 ，[7.2+(2.8-1.3)x2]x4=10.2x4 
线 BV-2.5 m | 444.8 | [39.85+(0.25+0.2) 预 留 ]x2x4+10.2x3x4 
ONDHE E | ТЕ 0.1+1.8+(3.15+0.3)+1.95+3.6+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+4.2+0.3)+ | (二 一 
28 | PVC20(FC 0.6+4.05+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+4.2+0.3)+2.1]x4 五 ) 电 力 
% ВУ-4(3 根 ) т | 433.2 |[35.65+(0.25+0.2) 预 留 ]*3x4 照明 
图 空调 插座 回路 = 132% 0.1+1.8+(3.6+2.9)+(1.65f220+2.0)+8.85+(3.6+4.2)+0.45+2.0 | 工程 
29 | РУС20(ЕС) ра EP) 
线 ВУ-4(3 根 ) m | 403.2 | [33.15+(0.25+0.2) 预 留 ]%3x4 
图 司 房 插座 回路 
m| 46.6 |3.45+[0.1+1.8-1,6+(2.2-1.6)х2]+(2.2+2.9+1.6)} х4 
30 |РУС2О(ЕС) 
线 BV-4(3 根 ) m | 145.2 |[11.65+(0.25+0.2)8101]x3x4 
OTENMENE m| 57.0 }{0.1+1.8+(2.7+1.8)+(1.8+2.25+2.0)+1.8]х4 
31 |РУС2О(ЕС 
线 BV-4G 根 ) |m 1425%(0.25%0.2У4 80-354 
集中 电表 箱 至 户 
22 漏电 配 电 箱 т| 66.4 |(0.1+0.15+5:25+2.195+1.8+0.1)х4+2.8х(1+2+3+4) 
PVC32(WC 
% ву-10(3 根 ) m| 231_| 66.4x3+[(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 ]*3x4 
2 根 ; [0.1+(2.8-1.8-0.2)+10.65+14.4+4.2+4.05+(2.8-1.3)x5+ 
ORAE (2.8-2.0)х2]х4=43.3х4 
т | 206.16 
33 |РУСІ6(СС) 348: [(2.8-1.3)х3+1.95]х4=6.45х4 Р 
448: 34-12 标准 层 
线 BV-2.5 m | 465.72 | {[43.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+6.45x3+3x4》 х4 c 
四 普通 插座 回路 "P [0.1+(1.8-0.3)+6.3+(0.3+4.2+0.3+0.6)+(0.3+3.6+0.3+2.25)+ 
34 | PVC20(FC) (0.3+8.25+0.3)+(0.3+3.6+0.3+1.5)]x4 
线 BV-4(3 根 ) т | 417.0 | [34.3+(0.25+0.2) 预 留 ]*3x4 
图 空调 插座 回路 
m| 64.6 |[0.1+(2.0-1.8)+6.75+(2.0+4.2+2.0+0.9)]*4 
35 |РУС2О(ЕС) 
% ВУ-4(3 №) m | 199.2 | [16.15+(0.25+0.2) 预 留 ]x3x4 
САА 
т | 792 |[0.1+1.8+7.2+1.6+(2.2-1.6)х2+(2.2+2.9+1.6+1.2)]х4 
36 | PVC20(FC) 
线 BV-4(3 18) т | 243.0 | [19.8+(0.25+0.2) 预 留 ]x3x4 
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Bl 
工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 续 表 
序 单 部 位 
工程 = қ 

号 程 项 目 名 称 位 数量 计算 式 提要 
ӘЖЕ! 回 ІЗ 
BE m| 67.0 | [0.1+1.84.95+2.0+(2.0-1.8)+0.6+3.3+1.8+2.0]x4 PÉ 
РУС20(ЕС) (2—1) 

37 电力 照 
线 BV-4(3 根 ) т | 206.4 | [16.75+(0.25+0.2) 预 留 ]*3x4 明 工 程 

( 右 户 ) 

集中 电表 箱 至 户 

漏电 配 电 箱 m | 22.8 | 0.1+0.15+2.25+2.2+2.195.2.8x5+1.8+0.1 

”|PVC32(WC) 





% ВУ-10(3 根 ) 


т | 76.35 | [22.8+(1.2+1.0) 预 留 (0.25+0.2) 预 留 ]x3 

2 根 : 0.1+(2.8-1.8-0.2)+0.6+9.75+14.4+3:6-(2.8-1.3)х 
m | 50.05 | 6+(2.8-2.0)x2=39.85 

34%: 7.2+(2.8-1.3)x2=10.2 





ORHEI 
39 |РУСІ6(СС) 


% BV-2.5 m| 111.2 |[39.85+(0.25+0.2) 预 留 ]*2+10.2X3 

@ 普 通 插 座 回路 0.1+1.8+(3.15+0.3)+1.95+3.6+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+4.2+0.3)+ 
40 [РУС2О(ЕС) m | 3565 |0 +4.05+(03+3 6+03)5003+42+0.3)+2.1 

% ВУ-4(3 №) т | 108.3 | [35.65+(0.25+02j 预 留 ]x3 


0.1+1.8+(3.6+2.9)+(1.65+2.0+2.0)+8.85+(3.6+ 
4.2)-0.45-2.0 
m | 100.8 ||33.15-(0.25-0.2) МН |х3 





41 








国 厨 房 插座 回路 
42 [PVC20(FC) 
线 BV-4(3 H 
回 卫 生 间 插座 回路 
аз [РУС2О(ЕС 
线 BV-4(3 H 
集中 电表 箱 至 户 


т | 11.65 (3.45+[0.1+1.8-1.6+(2.2—1.6)2]4+(2.2+2.9+1.6) 


11.65+(0.25+0.2) #1 ]х3 


B. 

+ 
т 
ре 





т | 14.25 |0.1+1.8+(2.7+158)+(1.8+2.25+2.0)+1.8 








B 
ы 
> 


14.25+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 























漏电 配 电 箱 т | 23.6 | 0.1+0.15+5.25+2.195+2.8X 5+1.8+0.1 
44 [pvC32(WO) 
线 BV-10(3 根 ) т | 78.75 | [23.6+(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
2 根 ，0.1+(2.8-1.8-0.2)+10.65+14.4+4.2+4.05+(2.8- 
@ 照 明 回路 1598 1.3)х5-2.8-2.0)х2-43.3 ИР 
45 |РУСІ6(СС) 7557 |348. (2.8-1.3)x3+1.95=6.45 顶层 电 
4 根 3 HRH 
线 BV-2.5 m | 118.85 | [43.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+6.45x3+3x4 га 
ОЛ АЕ ТЕР | 0.1+(1.8-0.3)+6.3+(0.3+4.2+0.3+0.6)+(0.3+3.6+0.3+ GD) 
46 [PVC20(FC) 2.25)+(0.3+8.25+0.3)+(0.3+3.6+0.3+1.5) 
% ВУ-4(3 №) т | 104.25 | [34.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
图 空调 插座 回路 


т | 16.15 |0.1+(2.0-1.8)+6.75+(2.0+4.2+2.0+0.9) 
47 | РУС20(ЕС) 


% BV-4(3 根 ) т | 49.8 |[16.15+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 




































































THAI: 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 续 表 

序 单 š 部 位 

o| 工程 项 目 名 称 | | 数量 计算 式 Б 

= 位 提要 
ФЕ БИЙ АЕ Н 
5 EORR ж m| 19.8 |0.1+1.8+7.2+1.6+(2.2-1.6)x2+(2.2+2.9+1.6+1.2) 

48 |РУС2((ЕС) 顶层 电 
% BV-4(3 根 ) m | 60.75 | [19.8+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 力 照明 
司 卫生 间 插座 回 工程 
ОЛЕР т | 16.75 |0.1+1.8+4.95+2.0+(2.0-1.8)+0.6+3.3+1.8+2.0 да 

49 | РУС20(ЕС) (б^) 
% BV-4(3 根 ) т | 51.6 | 016.75+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
集中 电表 箱 至 户 
漏电 配 电 箱 т | 25.6 | 0.1+0.15+2.25+2.2+2.195+2.8x6+1.8+0.1 

50 |pvC32(wO) 

% BV-10(3 根 ) m | 84.75 | [25.6+(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 六 3 
@ 照 明 回 路 58 24%: 0.1+(2.2-1.8-0.2)+1.8+4.054316+9.15+(2.2-1.3)x6+ 
51 ІРУСІ6(СС) mj 2 |(28-2.0)5-2. 
% BV-2.5 m | 66.8 |[25.3+(0.25+0.2) 预 留 ]%245.1x3 
阁楼 电 
442 0.1+(1.8-0.3)+2.55+(0:3+2.9+0.3)+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+6.3+ 
ONIME CEAN A а 力 照明 
m| 41.4 |0.3)+(0.344.35+0.3)+(0.3+3.9+0.3)+(0.3+3.6+0.3)+1.8+ 
52 | PVC20(FC) кг 
(0.3+4.2+0.3+2-4) (Ер 
% BV-4(3 根 ) т | 125.55 | [41. 竺 (025+0.2) 预 留 ]x3 з 
图 空调 插座 回路 
т | 17.25 [0.1+1.8+13.35+2.0 

53 |РУС2О(ЕС 
线 BV-4(3 根 ) m | 531 |[17.25+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
@@ 卫 生 间 插座 回路 

j її | 14.25 |0.1+1.8+(2.7+1,8)+(1.8+2.25+2.0)+1.8 
54 |PVC20(FC) 
线 BV-4(3 根 ) m | 441 |[14.25+(0.25+0.2) 预 留 ]*3 
集中 电表 箱 至 户 
漏电 配 电 箱 m | 24.0 |0.1+0.15+2.85+2.195+2.8x6+1.8+0.1 
55 |PvC32(wO) 
% BV-10(3 48) m | 79.95 | [24.0+(1.2+1.0) 预 留 +(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
24R: 0.1+(2.2-1.8-0.2)+14.85+2.25+(2.2-1.3)x5+ 
名 照明 回路 agis (2.2-2.0)х5-22.9 
56 |РУСІ6(СС) mj |33R: (2.2-1.3)x2+2.55=4.35 Шш) 
448: 0.9 力 照明 
线 ВУ-2.5 m | 63.35 | [22.9+(0.25+0.2) 预 留 ]x2+4.35x3+0.9x4 
@ 普 通 插座 回路 ses 0.1+(1.8-0.3)+2.1+(0.3+2.6+0.3)+(0.3+2.9+0.3)+(0.3+3.6+0.3)+ 7) 
57 |РУС20(ЕС) "| 2299 | (0.3+6.45+0.3)+(0.3+3.6+0.3)+(0.3+0.6)+(0.3+4.2+0.3+2.1) 
% ВУ-4(3 №) m | 102.3 | [33.65+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
图 空调 插座 回路 
т | 13.65 | 0.1+1.8+9.75+2.0 
58 |РУС20(ЕС) 
% BV-4(3 18) m| 423 |[13.65+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
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eee 
工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 续 表 
序 | 工程 项 目 名 称 计算 式 нЕ 
= 提要 
司 卫生 Б 阁楼 
Оты 173 | 0.1+1.8+5.85+1.8+0.6+(2.0-1.8)+(1.8+3.15+2.0) |. 
š РУС20(ЕС) 力 照明 
工程 
线 BV-4(3 3.25 | [17.3+(0.25+0.2) 预 留 ]x3 
% (3 根 ) m | 5325 |І ( ) 预 留 ] | (ЖР) 
PVCI6(WC) [| 33.67 | 0.1+(2.195-0.15-0.3)+2.85+0.62+11.55+2.8x6 | 楼 梯 间 
60 Я 
Ж ВУ-2.5 [33.67+(1.2+1.0) 预 留 ]x2 照明 








(2) 电气 照明 管线 以 外 工程 计算 量 计 算 书 ( 表 9-29)。 





表 9-29 电气 照明 管线 以 外 工程 计算 量 计算 书 












































序号 工程 项 目 名 称 计算 式 备注 
1 | 集中 电表 箱 | 1! | 落地 安装 配 电 箱 
2 | 电 作 
户 漏电 保护 箱 进 线 
3 “| 压 接 铜 接线 端子 10mm? 3x12+2x3 еи 
4 3х3+2 楼 梯 照 明 等 
5 6x21 每 层 2 台 共 6 层 
6 6x2x3 户 漏电 保护 箱 进 线 
7 63242 照明 引出 线 
8 6х2х4х3 插座 引出 线 
9 1х2 顶层 两 户 
10 2x3 阁楼 漏电 保护 
11 2x(3x3) 阁楼 漏电 保护 箱 出 线 
12 2x2 阁楼 漏电 保护 箱 出 线 
13 
14 安装 
15 | 开关 、 插 座 盒 安 装 
2. 电气 照明 工程 量 汇总 表 ( 表 9-30) 
表 9-30 ”电气 照明 工程 量 汇 总 表 
工程 名 称 ， 某 4 主 宅 楼 电气 照明 工程 
序号 工程 项 目 名 称 备注 

































1 | sc70 445 | 

2 |V22 435 8.87 | 
7.2+7.4+8.8+9.6+63.2+66.4+22.8+23.6+25.6 

$ | A +24=258.6 | 

4 |РУС25 17.25+13.65=30.9 | 

Е | БУБУ) 90.25+84.35+92.9+87+378.8+348+94.7+87+ 





55.6+50.95=1369.6 
35.45+38.75+50.05+52.75+200.2+206.16+ 
50.05+51.54+30.4+28.15+33.67=777.17 












РУСІ6 
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工程 名 称 ;， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 续 表 
序号 工程 项 目 名 称 单位 量 备注 
29.55+30.15+34.35+36.75+221.4+231+76.35 
7 BV-10mm т 
+78.75+84.75+79.95=903 
2 276.15+258.45+284.1+266.4+1158+1065.6+ 
8 BV-4mm” m 
289.5+266.4+222.75+197.85=4285.2 
š 77.5+85.03+111.2+118.85+444.8+465.72+ 
9 ВУ-2.5тт” т 
111.2+116.43+66.8+63.36+71.74=1732.63 
10 | 集中 电表 箱 台 1 落地 配 电 箱 
11 户 、 阁 楼 漏电 配 电 箱 台 12+2=14 嵌入 式 配 电 箱 
12 | 电缆 头 制作 ДЕ 1 
Е 压 接 铀 接线 端 f 个 42+36+6=84 
10mm“ 
14 | 外 部 端子 接线 2.5mm? Ж 11+24+4=39 楼 梯 照 明 等 
15 | 外 部 端子 接线 4mm? 144+22=166 
16 | 白炽 灯 下 6+7+8+9+32+36+8+9+3+4=122 40W 吸 顶 灯 
17 | 吸 项 球 灯 Ë 7 22W 吸 项 灯 
18 % Ў 2+2+2+2+8+8+2+2+5+5=38 
19 | 暗 装 空调 插座 T 2+2+242+8+8+2+2+1+1=30 
20 卫生 间 用 排 风 插座 T 15141+1+4+4+1+1+1+1=16 
21 | 厨房 用 排 烟 三 孔 插座 АЕ М1+1+1+4+4+1+1=14 
3% 也 生 间 用 热水器 :和 孔 ним СЫ 
插座 
23 | 两 孔 加 三 孔 防 溅 插座 站 3+4+4+5+16+20+4+5+1+1+=63 
24 | 两 孔 加 三 孔 安全 插座 个 12+11+12+11+48+44+12+11+11+12=184 
25 | 暗 装 双 极 开关 2+2+3+8+12+2+3+1+2=35 
26 | 暗 装 单 极 开 关 | t 8+5+6+5+24+20+6+5+6+5=90 
27 | 接线 盒 К 2+3+4+5+16+20+4+5+5+5+7=76 
28 | IAA 2 167 
29 | Жі. MER ^ 448 
з. 电气 照明 工程 未 计 材 料 用量 及 价格 表 ( 表 9-31) 
表 9-31 电气 照明 工程 未 计价 材料 用 量 及 价格 表 
程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 













































































聚 氧 乙烯 铜 蕊 绝缘 线 





BV-4mm? 








4713.72 131 


名 称 市 场 价 合 价 /元 

焊接 钢管 DN70 4532 |213 | 96.53 

2 缆 VV29X435 8.989 |514 | 462.03 

3 硬 质 塑料 管 РУСІ6 85492 | 1.62 | 1384.97 

4 硬 质 塑料 管 РУС20 1536.59 | 207 | 3180.74 

5 硬 质 塑料 管 PVC25 32776 | 261 | 35.55 

6 硬 质 塑 料 管 PVC32 284.46 4.23 | 1203.27 

7 聚 氧 乙烯 铜 芯 绝缘 线 | BV-2.5mm? 2009.816 | 0.84 | 1688.25 

8 


6174.97 
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===] 
工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 续 表 
名 称 规格 单位 市 场 价 /元 | 市 场 价 合 价 /元 
9 聚 毛 乙 烯 铜 芯 绝缘 线 | ВУ-10тт: т 3.22 3053.04 
10 单 相 插座 15А5 4, £ 5.69 1067.90 
11 单 相 插座 防 溅 15A5 fL 套 7.69 494.16 
12 单 相 插座 热 水 15A3 JL 套 21.94 358.06 
13 单 相 插座 排 烟 1SA3 孔 套 10.25 248.87 
14 单 相 插座 空调 15А3 JL 套 21.94 671.36 
15 单 联 单 控 开 关 套 2.59 237.762 
16 双 联 Ж 3.88 138.52 
17 tkt 86HS60 1.75 135.66 
18 开关 、 插 座 接线 盒 86HS60 1,75 1097.78 
19 配 电 箱 半 周 长 0.5m 7000.00 








成 套 灯具 1 
21 成 套 灯具 2 
成 套 灯 具 3 











Ж. 落地 式 配 电 柜 为 设备 ， 不 是 


4. 


ә 
> 
S 


节能 光 控 座 灯 头 22W 
壁 装 座 灯 头 


未 计价 材料 。 





照明 供电 分 部 分 项 工程 费 计 算 表 504 表 9-32) 
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5. 照明 供电 分 部 分 项 工程 费 与 单价 措施 项 目 费 汇总 表 ( 表 9-32) 
表 9-32 照明 供电 分 部 分 项 工程 费 与 单价 措施 项 目 费 汇总 表 


























工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 
序号 费用 名 称 取 费 基数 Жж | 费用 金额 /元 

- | 分 部 分 项 工程 费 | 人 工 费 + 材料 费 + 未 计价 材料 费 + 施 工 机 具 使 用 费 | | 69076.00 

1 [Are | 人 工 费 | | 2636872 

2 (Мн | 材料 费 | | 8839.74 

з “| 未 计价 材料 费 Ганя | [ 3281824 

4 | 施工 机 具 使 用 费 | 机 械 费 | | інді 

| 单价 措施 项 目 费 | | | 105475 

1 | 脚手架 拱 拆 费 | 分 部 分 项 工程 人 工 费 4% | 1054.75 

бі 70130.75 








9.3.2 工作 任务 二 : 某 小 区 住宅 楼 防 雷 工程 
1， 工 程 量 计算 ( 表 9-33) 


Ж953 ” 防 雷 工 程 工程 量 计算 书 














工程 项 目 名 称 
一 40x4 tE Fk hi M 
接地 母线 
61 6mm 钢筋 接 
地 母线 


(18.55+0.12+1.50) x2+(1.26+3.90+4.20+ | HER 0.8m， 距 
3.60+1.20+0.12+1.50х2)]х(1+0.039) 离 外 墙 1.5m 
2х(1.50+0.80+1.20+0.12)+(1.50+0.80+ 柱子 处 引 至 接 
0.12)х2] «(1%0.039) 地 网 
(1.5508) x(1+0.039) 引 到 配 电 箱 

























š Р 主 筋 引 下 18.8( 楼 高 )+0.8( 埋 深 )] ха 12. 
(3.9+4.2++3.6+1.26x2)+(3.6+4.2+4.2+ 沿 墙 

4 | pg 12 mm 避雷 网 3.62] 1210.039) - 
{3.6252.90+2.6092.90+3.62+(420)+ |, 


(3.6/2)2]12)х2х2}х(1+0.039) 





5 | 柱 主 筋 与 圈 梁 焊接 





6 | 接地 电阻 测试 箱 
7 | 接地 端子 板 安装 
8 | 接地 跨 接线 

9 | 接地 网 测试 








电源 引入 线 的 保护 管 接地 

















电气 设备 安装 工程 定额 计价 





2.， 防 雷 工程 未 计价 材料 用 量 及 价格 表 ( 表 9-34) 
表 9-34 ” 防 雷 工程 未 计价 材料 用 量 及 价格 表 
CAER: 某 小 区 住宅 楼 防 雷 工程 






































序号 名 称 数量 | 市场 价 /元 | 市 场 价 合 价 /元 
1 | 接地 母线 扁 钢 一 40X4 62.8635 | 10 | 628.64 
2 。 | 接地 母线 ф16 圆 钢 15687 |529 | 82.98 
з | 避雷 网 ó 12 圆 钢 86.3625 | 2.98 | 257.36 
4 | 接地 电阻 测试 板 408 [10 | 40.8 
5 接地 电阻 测试 箱 50 





з. 防 雷 接地 工程 分 部 分 项 工程 费 计 算 表 (Ж9-35) 
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4. 防 雷 工程 分 部 分 项 工程 费 与 单价 措施 项 目 费 汇总 表 ( 表 9-36) 
表 9-36 防 雷 工程 分 部 分 项 工程 费 与 单价 措施 项 目 费 汇总 表 


工程 名 称 ; 某 小 区 住宅 楼 防 雷 工程 



































费用 名 称 取 费 基数 жж | 费用 金额 /元 
| 分 部 分 项 工程 费 “| 人 工 费 + 材料 费 + 未 计价 材料 费 + 施工 机 具 使 用 费 | [5724412 
1 [Are ATH | | 4118.02 
2 [ив 材料 费 | | 65736 
з | 未 计价 材料 费 主 材 费 | | 1209.79 
4 ”| 施工 机 具 使 用 费 Гина | | 
| 单价 措施 项 目 费 | | ian 










分 部 分 项 工程 人 工 费 164.72 


脚手架 搭 拆 费 
i 6888.84 











Е Е 
本 工作 任务 介绍 了 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 第 四 册 电 
2. 工程 》 中 电气 工程 的 定额 内 容 、 工程 量 计算 规则 及 定额 使 用 中 应 注意 的 问 
题 ， 以 典型 工作 项 目 为 载体 对 计算 规则 应 用 进行 进 一 步 深化 ， 通过 对 本 工作 任务 的 学 
习 ， 应 具备 编制 电气 工程 施 革 周 预算 的 能 > 


N Bem | 

请 根据 本 开 作 个 务 所 学 的 内 容 ， 独 次 完成 下 面 两 个 工程 案例 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
案例 一 : 

1. 工程 基本 概况 

图 9.24 一 图 9.26 为 某 二 层 饭 庄 电气 照明 平面 图 和 系统 图 。 其 电气 照明 用 电 由 临街 电 杆 
架空 引入 380V 电源 ， 进 户 线 采用 BX 型 ， 室 内 一 律 采用 ВУ 型 线 ， 穿 PVC ЖЕ; MB 
箱 共 4 台 (Mo、MI、M2、M3) 均 为 工厂 成 品 ， 一 律 暗 装 ， 箱 底 边 距 地 1.5: 插座 暗 装 距 地 
1.3m; оиа 0.3m; ЖЕКИ ЗЕ Т АВ 1.4m; 配 电 箱 做 可 靠 接地 保护 。 各 
路 容量 及 管线 见 表 9-37。 

















E] 
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=] 
#937 ”回路 配 线 表 
m #8 容量 /W 配 管 配 线 

1 820 ВУ-2х2.5 РУСІ5 
2 595 BV-2x2.5 РУСІ5 
3 320 ВУ-2х2.5 РУСІ5 
4 360 ВУ-2х2.5 РУСІ5 
5 480 ВУ-2х2.5 РУСІ5 
6 640 ВУ-2х2.5 РУСІ5 
t 1000 ВУ-4х2.5 РУС20 

2. 工作 任务 要 求 

(1) 按照 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013j 的 有 关内 容 计 算 工程 量 。 


















(2) 套用 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 从 计算 分 部 分 项 工程 费 与 单 
价 措施 项 目 费 ( 主 材 价格 参考 市 场 价 格 和 有 关 部 门 发 布 的 信息 价 )。 
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8 9.24 电气 一 层 平面 图 
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Бшш 














89.25 电气 二 层 平面 图 





案例 二 : 








BV-4%4 G25 P 


1. 工程 基本 概况 


如 图 9.27 所 示 , 长 为 53m、 宽 为 22m、 高 为 23m 的 宿舍 楼 在 房 顶 上 沿 女 儿 墙 敷 设 避 雷 
带 ( 沿 支架 ), 3 处 沿 建筑 物 外 墙 引 下 与 一 组 接 
地 极 (5 根 ， 材 料 为 SC50， 每 根 长 为 2.5m) 
连接 ， 距 地 面 1.7m 处 设 断 接 卡 子 ， 距 地 面 
1.7m 以 上 的 引 下 线材 料 采 用 




















1.7m 以 下 材料 采 
地 母线 埋 深 为 0.7m， 女 儿 墙 高 度 为 Im。 


2. 工作 任务 要 求 


(Т) BRG 
(GB 50856 一 2013) 











40х4 的 镀 锌 扁 钢 。 接 























的 有 关内 容 计 算 工 程 量 。 











о) 套 





2013 版 《湖北 省 通 月 


消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 计 算 分 部 分 项 了 


程 费 与 单价 














背 施 项 目 费 ( 主 材 价格 参考 





价格 和 有 关 部 门 发 布 的 信息 价 )。 


某 宿舍 楼 屋 项 防 雷 接地 平面 















学 习 情境 一 
安装 工程 清单 计价 方法 


4% 
N 
““> 


TEES 10 


和 表单 计价 
规范 的 学 习 


知识 目标 


а) тиын 小 


概念 ; 
2) Asu Car 
程 量 清单 计价 规范 》(GB 


0500—2013) 内 容 ; 
Мз), 掌握 安装 工程 工 
Рори 






能 力 目标 


ТЕ 38 
程 工程 量 清单 ны 









ЖАН 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 





é 工程 量 清单 计价 方 法 的 相关 概念 ) 





< засаа Аа ) 


工作 任务 O ` 安装 工程 工程 量 清单 计价 规范 的 学 习 ООО 


10.1 工程 量 清单 计价 方法 的 相关 概念 


10.1.1 几 个 重要 概念 
І. 工程 量 清单 计价 方法 (以 招 投标 过 程 为 例 ) 


工程 量 清单 计价 方法 是 建设 工程 招标 投标 中 ， 招 标 人 按照 国家 统一 的 工程 量 计算 规则 
提供 工程 数量 ， 由 投标 人 依据 工程 量 清单 自主 报价 ， 并 按照 经 评审 最 低 价 中 标的 工程 造价 
计价 方式 。 工 程 招 投标 的 基本 程序 如 图 10.1 所 示 。 





























С 9101 工程 招 投标 的 基本 程 床 

(tit rg ТЕЙИШ (GB soso0— 区 13 ] 现 定 ， 使 用 国有 资产 投资 的 建设 工 
ғы G ii O ЖИН» ЖЕСЕ 
单 计 价 。 т е 

J 

> ON 

工程 量 清单 是 表示 建设 工程 的 分 部 分 项 工程 项 目 、 措 施 项 目 、 其 他 项 目 、 规 费 项 目 和 
税金 项 目的 名 称 和 相应 数量 等 的 明细 清单 。 工 程 量 清单 是 一 个 工程 计价 中 反映 工程 量 的 特 
定 内 容 的 概念 ， 与 建设 阶段 无 关 ， 在 不 同 阶段 ， 又 可 分 为 招标 工程 量 清单 、 已 标价 工程 量 
清单 等 。 

招标 工程 量 清单 : 招标 人 依据 国家 标准 、 招 标 文件 、 设 计 文 件 以 及 施工 现场 实际 情况 
编制 的 ， 随 招标 文件 发 布 供 投标 人 投标 报价 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 

已 标价 工程 量 清单 :构成 合同 文件 组 成 部 分 的 投标 文件 中 已 标明 价格 、 经 算术 性 错误 
修正 (如 有 )， 且 承包 人 已 确认 的 工程 量 清单 ， 包 括 其 说 明和 表格 。 

招标 工程 量 清单 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 、 有 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨 
询 人 编制 。 招 标 工程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 准确 性 和 完整 性 应 由 招标 人 
负责 。 招 标 工程 量 清单 是 工程 量 清单 计价 的 基础 ， 应 作为 编制 招标 控制 价 、 投 标 报价 、 计 
算 或 调整 工程 量 、 索 赔 等 的 依据 之 一 。 

3. 工程 量 清单 计价 
工程 量 清单 计价 是 指 完成 工程 量 清单 所 需 的 全 部 费用 ， 包 括 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 
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目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 

在 建设 工程 招 投标 过 程 中 ， 除 投标 人 根据 招标 人 提供 的 工程 量 清单 编制 的 “投标 价 ” 
进行 投标 外 , 招标 人 应 根据 工程 量 清单 编制 “招标 控制 价 ”。 招标 控制 价 是 公开 的 最 高 限 价 ， 
体现 了 公开 、 公 正 的 原则 。 投 标 人 的 投标 报价 若 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 应 予 拒绝 。 


10.1.2 “2013 建设 工程 计价 、 计 量规 范 ” 简 介 


“2013 建设 工程 计价 、 计 量规 范 ” 是 由 住房 和 城乡 建设 部 标准 定额 司 组 织 行业 内 专家 ， 
在 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2008) 的 基础 上 ， 认 真 总 结 “03 规范 ”和 
“08 规范 ”的 实践 经 验 ， 广 泛 深入 征求 意见 ， 反 复 讨 论 修 编 而 成 。 该 套 规范 包括 “13 计价 
规范 ”和 “13 计量 规范 ”两 部 分 ， 详 见 表 10-1。 


表 10-1 2013 建设 工程 计价 、 计 量规 范 一 览 表 > 





























类 型 规范 名 称 ААА 规范 代号 

13 计价 规范 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 \ GB 50500—2013 
《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计 算 规范 》 八 | GB 50854 一 2013 

《仿古 建筑 工程 工程 量 计算 规范 ) `C GB 50855—2013 

《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 从 - GB 50856 一 2013 

《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》 N GB 50857—2013 

13 计量 规范 GB 50858—2013 
XX GB 50859 一 2013 

| X WX GB 50860—2013 

ти езт СЕҢ Е) 一 GB 50861—2013 

《爆破 卫 程 工程 量 计算 规范 》 ух,” GB 50862 一 2013 





《建设 工程 工程 清单 计价 规范 (G 庄 30500 一 2013) 包 括 正文 和 附录 两 大 部 分 ， 二 者 具 
有 同等 效力 .正文 共 十 六 章 ， 包 括 总 则 、 术 语 、 一 般 规 定 、 工 程 量 清单 编制 、 招 标 控制 价 、 
投标 报价 、 合 同 价款 约定 、 工 程 计 量 、 合 同 价款 调整 、 合 同 价款 期 中 支付 、 竣 工 结 算 与 支 
付 、 合 同 解除 的 价款 结算 与 支付 、 工 程 造价 鉴定 、 工 程 计价 资料 与 档案 、 工 程 计 价 表格 。 
附录 共 十 一 项 ,包括 物价 变化 合同 价款 调整 方法 、 工 程 计价 文件 封面 、 工 程 计价 文件 雇 页 、 
工程 计价 总 说 明 、 工 程 计价 汇总 表 、 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 、 其 他 项 
目 计价 表 、 规 费 /税金 项 目 计价 表 、 工 程 计 量 申请 (核准 ) 表 、 合 同 价款 支付 申请 (核准 ) 表 、 主 
要 材料 /工程 设备 一 览 表 。 
《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50856 一 2013) 包 括 正 文 和 附录 两 大 部 分 ， 二 者 具 
有 同等 效力 。 正 文 共 四 章 ， 包 括 总 则 、 术 语 、 工 程 计量 、 工 程 量 清单 编制 。 附 录 共 十 一 项 ， 
内 容 如 下 。 
附录 A 机 械 设备 安装 工程 (编码 : 0301) 
附录 B 热力 设备 安装 工程 (编码 : 0302) 
Шс 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 (编码 : 0303) 
附录 D 电气 设备 安装 工程 (编码 : 0304) 
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项 目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 计算 规则 和 工程 内 容 ， 其 中 项 ЖМ 页 目 名 称 、 项 目 特征 、 
计量 单位 、 工 程 量 计算 规则 作为 五 个 要 件 的 内 容 ， их 


工作 任务 10 一 





附录 EE 建筑 智能 化 工程 编码: 0305) 

付 录 ”自动 化 控制 仪表 安装 工程 (编码 : 0306) 

IRG ”通风 空调 工程 (编码 : 0307) 

时 录 H ”工业 管道 工程 (编码 : 0308) 

8357 消防 工程 (编码 : 0309) 

RK ”给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 (编码 : 0310) 

HRL ”通信 设备 及 线路 工程 (编码 ，0311) 

JM 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 (编码 ，0312) 

附录 N 措施 项 目 (编码 : 0313) 

《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 2. 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 


























制 工程 量 清单 时 必须 执行 。 


10.2 затетеняевви 


10.2.1 工程 量 清单 的 编制 依据 S Ñ 


(1) “13 计价 规范 ”和 TB 50856 一 2013)。 
O 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 几 括 和 办 法 。 





G) 建设 工程 设计 区 件 及 相关 资料 。 R 
(4) 与 建设 工程 关 的 标准 、 规范 、 技术 次 3р, 
(5) 拟定 的 招标 文件 。 % 


(6) METIDA, ERKA TRAR Т, 
(т) 其 他 相关 资料 。 


10.2.2 工程 量 清单 文件 的 组 成 


位 资 
执业 
复核 


1. 封面 


工程 量 清单 封面 举例 如 图 10.2(a)、(b) 所 示 。 
其 中 图 10.2(a) 供 招标 人 自行 编制 工程 量 清单 时 所 用 。 招 标 人 盖 单 位 公章 ， 法 定 代表 人 








其 授权 人 签字 或 盖 章 ， 编 制 人 是 造价 工程 师 的 ， 由 其 签字 盖 执 业 专 用 章 ; 编制 人 是 造价 
员 的 ， 
































在 编制 人 栏 签字 该 专用 章 ， 应 由 造价 工程 师 复核 ， 并 在 复核 人 栏 签 字 盖 执业 专用 章 。 
图 10.2(b) 供 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 工程 量 清单 时 所 用 。 工 程 造价 咨询 人 盖 单 
质 专用 章 ， 法 定 代表 人 或 其 授权 人 签字 或 盖 章 ; 编制 人 是 造价 工程 师 的 ， 由 其 签字 盖 
专用 章 ; 编制 人 是 造价 员 的 ， 在 编制 人 栏 签字 该 专用 章 ， 应 由 造价 工程 师 复核 ， 并 在 
人 栏 签 字 盖 执业 专用 章 。 
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AEF IR 
工程 量 清 音 


招 д. Ханай к. 
casas 《 тийет › 


ЖА ЖЕБЕ Бара 


хте) 【《 葵 字 或 盖 章 》 
Жк A a X 
шыл. __ЖФЙЛӘНЖ ARA Ж FAE 
CGANAREFEVAR) Z 工程 师 答 宇 贡 专用 章 ) 
/ N 
Уа 


AN 
аши x xxx 和 xx жо хххххАхН 


Ж 





E TP PAMETEN, 





pa 视 量 清单 

ГУ а 

I * < 

招标 人 : Amnmanss ыы. eu 
CARRE) « жеге 


БЫШ ЖЕНЕ опал ОШ 


(F820) (签字 或 半音 ) 


XXX 签字 „ххх # 

编 制 人 : 六 造价 员 专 用 章 ARA _ 羡 造价 工程 师 专用 章 
《造价 人 员 签 字 善 专用 章 》 《 造价 工程 师 签字 兰 专 用 章 》 

编制 时 间 : XXX x 年 x 月 x 日 复核 时 间 : 。 xxxx 年 x 月 X 日 











(b) 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 的 工程 量 清单 封面 
图 10.2 工程 量 清单 封面 


ЖЕТІ) зінінЕНІНЕЫҰ WN 


2. 总 说 明 

总 说 明 的 作用 主要 是 阐明 本 工程 的 有 关 基 本 情况 ， 其 具体 内 容 应 视 拟 建 项 目 实际 情况 
而 定 ， 但 就 一 般 情况 来 说 ， 应 说 明 的 内 容 如 下 。 

(1) 工程 概况 : 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 施 工 现场 实际 情况 、 交 通 运输 情况 、 
自然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 。 

(2) 工程 招标 和 分 包 范 围 。 

(3) 工程 量 清单 编制 依据 : 如 采用 的 标准 、 施 工 图 样 、 标 准 图 集 等 。 

(4) 工程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 。 

(5) 招标 人 自行 采购 材料 的 名 称 、 规 格 型 号 、 数 量 等 。 






























































(6) 其 他 需要 说 明 的 问题 。 ) 
工程 量 清单 总 说 明 举 例如 图 10.3 所 示 。 ‚Ж 
& 
总 说 3 
工程 名 称 ， 某 大 厦 安装 工程 Уы 





1. ТЖ 

本 工程 建设 地 点 位 于 x x rH x x #8 20. 
ATN зіва: 为 地 下 车 库 兼 设备 用 房 。 建 筑 面积 ; 
73000m?， 主 楼 地 上 30 层 、 地 下 3 层 兴 裙 楼 地 上 5 层 、 地 下 3 度 忆 地 下 三 层 层 高 3.6m、 地 下 二 层 层 高 
4.5m、 地 下 一 层 层 高 4.6m、 一 习 人 2 四 层 层 高 5.1m、 хей 3.9т. EHM: EE 122.10, 
Ж 2з10т. # ЖОМ. СЕЗНЕ ИЛИН, MEDIER: AN EEE, 

2. 工程 招标 范围 入 ”| К , 

ЖШН ЖЕЛ Та хх ре ВИЕ х 日 范围 内 除 消防 系统 、 综 合 布线 
ж. ГИМ ОАА ШУН, заана. ао аР 

3. 工程 量 清单 编制 依据 

(П) 《建设 工 程 工程 量 清单 计价 规范 (GB 50500 一 2013)》、 相 应 项 目 设置 及 计算 规则 。 

(2) 工程 施工 设计 图 样 及 相关 资料 。 

(3) 招标 文件 。 

(4) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 等 。 

4. 其 他 有 关 说 明 

(1) 电气 安装 工程 中 的 盘 、 箱 、 柜 列 为 设备 ， 给 排水 安装 工程 中 的 成 套 供水 设备 、 水 箱 及 水 箱 消毒 
器 、 水 泵 ; 空调 安装 工程 中 的 泵 类 、 分 集 水 器 、 水 箱 、 软 水 器 、 换 热 器 、 水 处 理 器 、 风 机 、 静 压 箱 、 消 
声 弯 头 、 风 机 盘 管 、 电 热 空气 幕 、 通 风 器 、 通 风 处 理 机 组 、 油 烟 净 化 器 、 冷 水 机 组 等 均 列 为 设备 ， 在 招 
标 报价 中 不 计 入 以 上 设备 的 价值 。 

о) 消防 系统 、 综 合 布线 系统 等 另 进行 专业 发 包 。 总 承包 人 应 配合 专业 工程 承包 人 完成 以 下 工作 。 

Ф 按 专业 工程 承包 人 的 要 求 提供 施工 工作 面 并 对 施工 现场 进行 统一 管理 ， 对 竣工 资料 进行 统一 整 
理 汇总 。 

@ 分 包 项 目的 主体 预 埋 、 预 留 由 总 承包 人 负责 。 

(其 他 略 。) 


ы 30 层 高 主楼 及 其 南 侧 5 层 高 的 裙 房 组 成 。 主 楼 与 






































图 10.3 某 大 厦 工 程 工程 量 清单 总 说 阴 
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з. 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 

安装 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 是 计算 拟 建 工 程 项 目 工程 数量 的 一 种 表格 ， 见 表 10-2. 
该 表 将 分 部 分 项 工程 量 清单 表 和 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 两 表 合 一 ， 这 种 将 工程 量 清单 
和 投标 人 报价 统一 在 同一 个 表格 中 的 表现 形式 ， 大 大 地 减少 了 投标 中 因 两 表 分 设 而 带 来 的 
出 错 的 概率 ， 说 明 这 种 表现 形式 反映 了 良好 的 交易 习惯 。 可 以 认为 ， 这 种 表现 形式 可 以 满 
足 不 同行 业 工 程 计 价 的 需要 。 

需要 特别 指出 的 是 ， 此 表 也 是 编制 招标 控制 价 、 投 标价 、 竣 工 结算 的 最 基本 的 用 表 。 

编制 工程 量 清单 时 ， 使 用 本 表 在 “工程 名 称 ” 栏 应 填写 详细 具体 的 工程 称谓 ， 对 于 房 
屋 建 筑 而 言 ， 习 惯 上 并 无 标 段 划分 ， 可 不 填写 “ 标 段 ” 栏 ， 但 对 于 管道 敷设 、 道 路 施工 ， 
则 往往 以 标 段 划分 ， 此 时 ， 应 填写 “ 标 段 ” 栏 ， 其 他 各 表 涉及 此 类 设置 ， 道 理 相同 。 


表 10-2 ”分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 》 
工程 名 称 : 标 段 : L 第 页 共 页 


序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特征 描述 










































































же |, 其 中 
单价 | 二 | 暂 估价 





本 页 小 计 
合 it 
BE; 为 计 取 规范 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “其 中 ， 定额 人工 费 ”。 
构成 一 个 分 部 分 项 工程 量 清单 的 五 个 要 件 : 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特 征 、 计 量 单 
位 和 工程 量 ， 这 五 个 要 件 在 分 部 分 项 工程 量 清单 的 组 成 中 缺 一 不 可 。 对 于 这 五 个 要 件 ， 招 
标 人 必须 按 规定 编写 ， 不 得 因 具 体 情况 不 同 而 随意 变动 。 
1) 项 目 编码 
项 目 编码 是 对 分 部 分 项 工程 量 清 单 中 每 个 项 目的 统一 编号 ， 其 功能 作用 与 概 预算 定额 
的 编号 一 样 ， 但 又 不 同 于 定额 编号 ， 其 原因 有 二 : 第 一 ， 除 全 国 各 类 统一 定额 为 统一 编号 
外 ， 各 地 区 管理 的 定额 均 为 各 自 的 编号 ， 第 二 ， 现 行 各 级 及 各 类 定额 多 数 为 两 段 编号 ， 而 
项 目 编号 为 五 级 编码 。 关 于 项 目 编码 的 组 成 及 含义 说 明 如 下 。 
分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 编码 ， 应 采用 十 二 位 阿拉 伯 数 字 表示 。 一 至 九 位 应 按 “13 
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计量 规范 ”附录 中 的 规定 设置 ， 十 至 十 二 位 应 根据 拟 建 工 程 的 工程 量 清单 项 目 名 称 设置 ， 
同一 招标 过 程 的 项 目 编码 不 得 有 重复 。 综 上 所 述 ， 项 目 编码 因 专 业 不 同 而 不 同 ， 以 工业 管 
道 工程 为 例 ， 其 各 级 编码 含义 说 明 如 图 10.4 所 示 。 

由 清单 项 目 编制 人 编列 




















第 = RANET НАН 
01 为 第 一 节 低 奈 管 道 T 





图 10.4 ca 


项 目 名 称 y% 
kwrmpnpn rnanan SARĞI ми Олай ТАН ТАННИН 
(GB 50856 一 2013) 的 规定 ма ЖАҚ, 

3) 项 目 特征 

项 目 特征 构成 分 部 分 项 工程 量 清音 项目、 措施 项 MAMERKE. RETE) 
КТ uH L IE Rir UK (G8 анз 
的 规定 ， 结 合 拟 建 工程 项 目的 实际 予以 描述 。 

工程 量 清单 项 Саша др Жан. 

а) ЯН er нинди 
目的 实质 内 容 区 分 计价 规范 中 同一 清单 条 目下 各 个 具体 的 清单 项 目 。 没 有 项 目 特征 
ENDE A EATA, BENRA, 

(2) 项 目 特征 是 确定 综合 单价 的 前 提 。 由 于 工程 量 清单 项 目的 特征 决定 了 工程 实体 的 
实质 内 容 ， 必 然 直 接 决定 了 工程 实体 的 自身 价值 。 因 此 ， 工 程 量 清单 项 目 特征 描述 得 准确 
与 否 ， 直 接 关系 到 工程 量 清单 项 目 综合 单价 的 准确 确定 。 

(3) 项 目 特征 是 履行 合同 义务 的 基础 。 实 行 工程 量 清单 计价 ， 工 程 量 清单 及 其 综合 音 
价 是 施工 合同 的 组 成 部 分 ， 因 此 ， 如 果 工 程 量 清单 项 目 特征 的 描述 不 清楚 甚至 漏 项 、 错 误 ， 
从 而 引起 在 施工 过 程 中 的 更 改 ， 都 会 引起 分 歧 ， 导 致 纠纷。 

在 进行 项 目 特征 描述 时 ， 可 掌握 以 下 要 点 。 

(1) 对 于 涉及 正确 计量 的 内 容 、 涉 及 结构 要 求 的 内 容 、 涉 及 材质 要 求 的 内 容 和 涉及 安 
装 方式 的 内 容 ， 必 须 进行 描述 。 

(2) 对 于 对 计量 计价 没有 实质 影响 的 内 容 、 对 于 应 由 投标 人 根据 施工 方案 确定 的 内 容 、 
对 于 应 由 投标 人 根据 当地 材料 和 施工 要 求 确定 的 内 容 和 对 于 应 由 施工 措施 解决 的 内 容 ， 可 
不 进行 描述 。 

(3) 对 于 无 法 准确 描述 的 内 容 、 对 于 施工 图 样 和 标准 图 集 标注 明确 的 内 容 等 ， 可 不 详 
细 进 行 描述 。 
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4) 计量 单位 

安装 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 的 “计量 单位 ”应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》 
(ОВ 50856 一 2013) 规 定 确定 。 当 计量 单位 有 两 个 或 两 个 以 上 时 ， 应 根据 所 编 工程 量 清单 项 
目的 特征 要 求 ， 选 择 最 适宜 表现 项 目 特征 并 方便 计量 的 单位 。 

工程 数量 的 计量 单位 应 按 规定 采用 法 定单 位 或 自然 单位 ， 除 各 专业 另 有 特殊 规定 外 ， 
均 按 以 下 单位 计量 ， 并 应 遵守 有 效 位 数 的 规定 。 

O 以 质量 计算 的 项 目 为 t 或 kg， 应 保留 小 数 点 后 三 位 数字 ， 第 四 位 四 使 五 入 。 

© 以 体积 计算 的 项 目 为 m3?， 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 舍 五 入 。 

© 以 面积 计算 的 项 目 为 m*， 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 舍 五 入 。 

图 以 长 度 计算 的 项 目 为 m， 应 保留 小 数 点 后 两 位 数字 ， 第 三 位 四 舍 五 入 。 

© 以 自然 计量 单位 计算 的 项 目 为 个 、 套 、 块 、 档 、 组 、 2 а 

@ 没有 具体 数量 的 项 目 为 系统 、 项 等 ， 应 取 整 数 。 

5) 工程 内 容 \ 
工程 内 容 是 指 完成 该 清单 项 目 可 能 发 生 的 具体 工程 操作 ， 它 来 源 于 原 预算 定额 ， 定 额 
中 均 有 有 具体 规定 ， 无 须 像 “ 项 目 特征 ” сез 。“ 工 程 内 容 ” 的 功能 作用 是 可 供 
招标 人 确定 清单 项 目 和 作为 投标 人 投标 报价 A 

6) 分 部 分 项 工程 量 计 算 规 则 

清单 中 各 分 项 工程 数量 主要 E СТИЧИТИРИРТеЙ 
的 。 工 程 量 计算 规则 是 指 对 清单 项 各 分 项 工程 量 计算 的 其 体 规定 。 除 另 有 说 明 外 ， 所 有 
清单 项 目的 工程 量 应 以 实体 于 HEE, > i 投标 人 报价 时 ， 应 在 综 
合 单价 中 考虑 施工 中 的 种 损 dage сш 

4 措施 项 目 清 半 与 计价 表 жу 

ТИ" 
活 、 安 全 、 环 境 保 护 等 方面 的 项 目 。 

安装 工程 措施 项 目 确定 必须 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 的 规定 编制 ， 
所 有 的 措施 项 目 均 以 清单 形式 列 项 。 

对 于 能 计算 工程 量 的 措施 项 目 ， 采 用 单价 项 目的 方式 ， 列 出 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 
目 特征 、 计 量 单位 和 工程 量 计算 规则 ， 填 写 “ 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 bier 
(22 10-2). 

对 于 不 能 计算 出 工程 量 的 措施 项 目 ， 则 采用 总 价 项 目的 方式 ， 按 照 《通用 安装 工程 
程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 N 规定 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 确定 清单 项 目 ， 不 必 
描述 项 目 特征 和 确定 计量 单位 。 

措施 项 目 编码 与 名 称 见 表 10-3、 表 10-4。 

总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 10-5. 



































































































































ШРИ ата 


工作 任务 OU, 


安装 工程 工程 量 清单 计价 规范 的 学 习 







表 10-3 专业 措施 项 目 编码 、 名 称 一 览 表 





项 目 编码 项 目 名 称 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 编码 项 目 名 称 
胎 ( 模 ) 具 制作 、 安 装 、 设备 ,管道 施工 的 安全 、 
031301001 | 吊装 加 固 031301007 031301013 





拆除 防冻 和 焊接 保护 

2 P: 
031301002. 2" Ы 031301008 | 防护 棚 制作 安装 拆除 [031301014 | 焦 炉 烘 炉 、 热 态 工程 
031301003 | 平台 铺设 、 拆 除 [031301009 | 特殊 地 区 施工 增加 “|‖031301015 | 管道 安 拆 后 的 充气 保护 

š 隧道 内 施工 的 通风 、 供 
安装 与 生产 同时 施工 
031301004 | 项 升 、 提 升 装置 “|031301010 | кайшы: 031301016 | 水 、 供 气 、 供 电 、 照 明 
及 通信 设施 











031301005 | 大 型 设备 专用 机 具 |031301011 031301017 | 脚手架 拱 拆 


031301006| 爆 接 工艺 评定 。 031301012 | 工程 系统 检测 、 031301018 | 其 他 措施 
i£: 1. 由 国家 或 地 方 检测 部 门 进 行 的 各 种 检测 ， 指 安装 工程 不 包括 的 金属 经 营 服务 性 项 目 ， 如 通电 测试 、 
防 雷 装置 检测 、 安 全 、 消 防 工程 检测 、 室 内 空气 质量 检测 等- 
2. 脚手架 按 各 附录 分 别 列 项 。 
3. 其 他 措施 项 目 必须 根据 


#104 安全 文明 施工 及 其 他 措施 项 目 编码 、 名 称 一 览 表 


03130207 | 高 层 建筑 增加 
夜间 施工 增加 .|031302005 。 | 冬 雨 季 施 工 增加 “| ° | 

非 夜间 施工 增 如 031302006 | 已 完工 程 及 设备 保护 | | 

情况 计算 措施 项 年 费 ;” 需 分 摊 的 应 合理 计算 摊 销 费用 。 

条 件 下 施 下 而 采取 的 排水 措施 所 发 生 的 费用 。 

条 件 下 施工 而 采取 的 降低 地 下 水 位 的 措施 所 发 生 的 费用 。 

















普 施 项 目 名 称 确定 项 目 名 称 ， 明 确 描 述 工 作 内 容 及 包含 范围 












2. 施工 排水 是 指 为 保 i 
3. 施工 降水 症 指 为 保证 工程 在 正 
建筑 增加 : 
建筑 物 机 口 高 度 超过 20m， 多 层 建筑 物 超过 6 层 时 ， 按 各 附录 分 别 列 项 ; 
(2) 突出 主体 建筑 物 顶 的 电梯 机 房 、 楼 梯 出 水 间 、 水 箱 间 、 瞳 望 塔 、 排 烟 机 房 等 不 计 入 榴 口 高 度 。 计 
算 层 数 时 ， 地 下 室 不 计 入 层 数 。 






表 10-5 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 





项 目 名 称 调整 后 金额 /元 | 备注 


安全 文明 施工 费 
夜间 施工 费 

二 次 搬运 费 

冬 雨季 施工 增加 费 
大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 费 
施工 排水 、 施 工 降水 






































a | |= | |ы |= 
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标 段 : 


工程 名 称 : 






项 目 名 称 



















, 地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临 
时 保护 设施 

8 | 已 完工 程 及 设备 保护 

9 | 有 关 专 业 工 程 的 措施 项 目 





合计 

1“ 计 算 基础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ” “定额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ”， 
其 他 项 目 可 为 “定额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ”。 

2. 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ” 的 数值 ， 也 可 只 填 “ 人 金额” 数值， 但 应 
在 备注 栏 内 注 明 施工 方案 出 处 (或 计算 办 法 )。 

5， 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 

其 他 项 目 清单 是 指 除 “分 部 分 项 工程 量 清单 ”和 “措施 项 目 清单 ”所 包含 的 内 容 以 外 ， 

因 招 标 人 的 特殊 要 求 而 发 生 的 与 拟 建 安装 工程 有 关 的 其 他 费用 项 目 和 相应 数量 的 清单 。 其 

他 项 目 清单 应 按 暂 列 金额 、 暂 估价 (包括 材料 暂 佑 单价 : 工程 设备 暂 估 单 价 、 专 业 暂 估价 )、 

计 日 工 和 总 承包 服务 费 四 项 内 容 列 项 。 其 余 不 是 部 分 ， 编制 人 可 以 根据 工程 的 具体 情况 进 

行 补 充 。 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 见 表 10-6。 


表 10-6< 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 


VA 2124 
[ией л) |] 
[жей KO [xF > | 
材料 (下 程 设 备 ) 暂 估价 LA | 







注 : 























= Ey 


L PE K: 








明细 详 见 表 10-7 


明细 详 见 表 10-8 


专业 工程 暂 估价 | | 
атр 


总 承包 服务 费 | 


明细 详 见 表 10-9 
明细 详 见 表 10-10 
明细 详 见 表 10-11 











Ж: 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 进入 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 。 


1) 暂 列 金额 

暂 列 金额 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 
同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 
工程 变更 、 合 同 约定 调整 因素 出 现时 的 合同 价款 调整 以 及 发 生 的 
费用 。 
在 实际 履约 过 
将 暂 列 金额 与 拟 





























程 中 ， 暂 列 金 额 可 能 发 生 ， 也 可 能 不 发 生 。 
项 目 列 出 明细 ， 填 入 “和 暂 列 金 额 明细 表 ” 中 ， 























详 列 也 可 只 列 暂 定 金额 总 数 , 投标 人 应 将 上 述 暂 列 金 额 计 入 投标 总 价 中 (但 并 不 





编 1 














的 一 笔 款项 ， 
Жїз, Тїп 
索赔 、 现 场 签证 


























草本 表 时 ， 要 求 招标 人 能 
见 表 10-7。 但 如 确实 不 能 
属于 承包 人 
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所 有 和 支配 ， 是 否 属于 承包 人 所 有 受 合 


定 的 开支 程序 的 制约 )。 
表 10-7 暂 列 金额 明细 表 
工程 名 称 : 2124 
序号 项 目 名 称 暂 定金 额 /元 备注 





























注 ， 此 表 由 招标 人 填写 ， 如 不 能 详 列 ， 也 可 只 列 暂 定金 额 总 数 ,投标 人 应 将 上 述 暂 定金 额 计 入 投标 总 价 中 。 
2) 暂 估 价 


暂 估 价 是 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材 
料 、 工 程 设 备 的 单价 以 及 专业 工程 的 金额 。 


一 般 而 言 ， 为 方便 合同 管理 和 计价 ， 需 要 纳入 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 综合 单价 中 的 
暂 估 价 最 后 只 是 材料 费 ， 以 方便 投标 人 组 价 。 招 标 太 针对 粗 应 的 拟 用 项 目 ， 即 按照 材料 设 
备 的 名 称 分 别 给 出 ， 填 入 到 “材料 (工程 设备 ) 暂 估 昔 价 及 调整 表 ” 中 ， 见 表 10-8。 
专业 工程 暂 估价 二 般 应 是 综合 暂 估价 ,应 当 包 括 除 规 费 、 税 金 以 外 的 管理 费 、 利 润 等 。 


“专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 ” 见 表 10-9. 
投标 人 应 将 六 述 暂 估价 金额 汇总 计 入 投标 总 价 中 。 





表 10-8 材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 及 调整 表 
标 段 ， 

材料 (工程 设备 ) 名 称 、| 计量 数量 
规格 、 型 号 


工程 名 称 : 





暂 估 价 /元 | 确认 价 /元 | 差价 土 /元 
序号 


备注 
暂 估 | 确认 | 单价 | 合计 | 单价 | 合 价 | 单价 | 合 价 






































Ж: 此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单 价 ” 
投标 人 应 将 上 ; 





， 并 在 备注 栏 说 明 暂 估价 的 材料 、 工 程 设备 拟 用 在 哪些 清单 项 目 上 ， 
述 材料 、 Тани 单价 计 入 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 。 
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表 10-9 专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 
工程 名 称 : Б: 

















Ж. 此 表 “ 和 暂 估 金 额 ”由 招标 人 填写 ， 投 标 人 应 将 “和 暂 估 金额 ” 计 入 投标 总 价 中 ， 结 算 时 按 合同 约定 的 金 
额 填写 。 


3) 计 日 工 


计 日 工 指 在 施工 过 程 中 ， 承 包 人 完成 发 包 人 提出 的 工程 合同 范围 以 外 的 零星 项 目 或 工 


作 ， 按 合同 中 约定 的 单价 计价 的 一 种 方式 。 计 日 工 表 见 表 1010. 


#10-10 ЯНІЖ 
工程 名 称 : 标 段 : 





编号 项 目 名 称 单位 综合 单价 /元 


ШЕ 


材料 小 计 


合 价 /元 


实际 





施工 机 械 

















w jn j= | 





施工 机 械 小 计 





总 计 








Ж: 此 表 项 目 名 称 、 暂 定数 量 由 招标 人 填写 ,编制 招标 控制 价 时 ,单价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规 范 规定 确定 ; 
投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定数 量 计算 合 价 计 入 投标 总 计 中 。 结 算 时 ， 按 发 承包 双方 确认 


的 实际 数量 计算 合 价 。 
4) 总 承包 服务 费 


总 承包 服务 费 是 总 承包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 专业 工程 发 包 ， 对 发 包 人 自行 采购 








的 材料 、 工 程 设 备 等 进行 保管 ， 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 汇 总 整理 等 服务 所 需 的 费 























总 承包 服务 费 计 价 表 见 表 10-11. 
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表 10-11 总 承包 服务 费 计价 表 
工程 名 称 : 标 段 : 
项 目 名 称 及 服务 内 容 项 目 价值 /元 
发 包 人 发 包 专业 工程 
发 包 人 供应 材料 


服务 内 容 





























Ж: 此 表 项 目 名 称 及 服务 内 容 由 招标 人 填写 , 编制 招标 控制 价 时 ， 费 率 及 金额 由 招标 人 按 有 关 计 价 规定 确 
定 。 投 标 时 ， 费 率 及 金额 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投标 总 价 中 。 


6， 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 


规 费 是 指 根据 国家 法 律 、 法 规 规定 ， 由 省 级 政府 或 省 级 有 关 权力 部 门 规定 施工 企业 必 
须 缴纳 的 ， 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 的 费用 。 规 费 项 目 清单 应 按照 下 列 内 容 列 项 ， 社 会 保 
障 费 (包括 养老 保险 费 、 失 业 保 险 费 、 医 疗 保险 费 \ 工伤 保险 费 、 生 育 保 险 费 )、 住 房 公 积 
金 、 工 程 排污 费 。 

税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 入 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 和 地 方 教育 附加 。 税 爹 项 目 清单 应 包括 下 列 内 容 当 营业税 、 城 市 维护 建设 税 、 教 
育 费 附加 、 地 方 教 育 附 加 。 

规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 见 表 10-12。 








#10-12 й. 税金 项 目 清单 与 计价 表 
L PE K: 标 段 : 


规 费 定额 人 工 费 






































1.1 | 社会 保 | 定额 人 工 费 
(1) 定额 人 工 费 
(2) 定额 人 工 费 
(3) 定额 人 工 费 
(4) | 工伤 保险 费 定额 人 工 费 
(5) | 生育 保险 费 定额 人 工 费 
12 | 住房 公积金 定额 人 工 费 
13 | 工程 排污 费 самалын ыы 按 实 





分 部 分 项 工程 费 + 措施 项 目 费 + 其 他 项 目 费 + 
规 费 - 按 规定 不 计 税 的 工程 设备 金额 


£ 计 


2 税金 
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10.3 安装 工程 工程 量 清单 计价 


10.3.1 安装 工程 招标 控制 价 的 编制 


法 ， 


标 限 价 。 


1. 招标 控制 价 的 概念 与 相关 规定 


招标 控制 价 是 指 招标 人 根据 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 发 布 的 有 关 计 价 依据 和 办 
以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 结 合 工程 具体 情况 编制 的 招标 工程 的 最 高 投 














国有 资金 投资 的 建设 工程 招标 ， 招 标 人 必须 编制 招标 控制 价 。” 
招标 控制 价 应 由 具有 编制 能 力 的 招标 人 或 受 其 委托 具有 相 及 的 工程 造价 咨询 人 编 


























制 和 复核 。 xN 

















ШРИ эво 


招标 控制 价 应 在 招标 时 公布 ， 不 应 上 调 或 下 浮 , Ж 应 将 招标 控制 价 及 有 关 资 料 报 





送 工程 所 在 地 或 有 该 工程 管辖 权 的 行业 管理 部 i Жы 管理 机 构 备 查 。 当 招标 控制 价 超 
过 批准 的 概算 时 ， 招 标 人 应 将 其 报 原 概 算 审 ЕШ 


2. 招标 控制 价 的 编制 依据 хал 

(1) саалат) (OB 50500—2013 

O RRNA, AREER IAR ИРЕ ИЗТ. 
в) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 А2. 

ау 拟定 的 招标 文件 及 招 标 工程 清单 52, 

(5) 与 建设 项 目 相 关 的 标准 、 规 范 、 狐 术 资料 。 

(6) 施工 况 、 工 程 特点 及 常规 施工 方案 。 

(Т) 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 ， 当 工程 造价 信息 未 发 布 时 ， 参 照 市 场 价 。 
(8) 其 他 的 相关 资料 。 

3. 招标 控制 价 编制 用 表 及 相关 规定 

1) 封面 
投标 控制 价 封面 举例 如 图 10.5 所 示 。 其 中 图 10.5(a) 为 招标 人 自行 编制 招标 控制 价 



































图 10.5(b) 为 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 招标 控制 价 用 。 
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招标 控制 从 小写) :226255843 元 
(大 写 ) : KERARI ETHAEE 








нал. жатан Ғы” 





a сепедене» 
аана Ë 4 
ШЫ ШЫР щш _ Á 
> 
/ 
К 
LEES айй а явл Š нж 
саплдатаеян» “W т) 
N< 
NS 
ізіне ә. Kass xxxx 年 x 月 x 日 





% aaa 
"si Ж FADN, ah 52% 
ІЗІ 


АТ YX- 





招标 控制 价 〈 小 号) : 2262558437 
《大 写 ) : KERFA ни гел 








х =й ¿r шаш 
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编制 时 间 : x x x x 年 x 月 x 日 复核 时 间 : 。 x xx x 年 x 月 x 日 











(b) 招标 人 委托 工程 造价 咨询 人 编制 招标 控制 的 封面 
图 10.5 ”招标 控制 价 封面 
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2) 总 说 明 

招标 控制 价 总 说 明 的 内 容 应 包括 以 下 几 个 方面 。 
(1) 采用 的 计价 依据 。 

(2) 采用 的 施工 组 织 设计 。 

(3) 采用 的 材料 价格 来 源 。 

(4) 综合 单价 中 的 风险 因素 、 风 险 范围 (幅度 )。 






































(5) 其 他 等 。 
投标 控制 价 总 说 明 举 例 ， 如 图 10.6 所 示 。 
总 说 明 
工程 名 称 ， 某 大 厦 安 装 工程 < 
1 工程 概况 
ТТТ ТЕТЕ 


裙 房间 首 层 设 过 街 通道 作为 消防 疏散 通道 。 主要 为 地 下 车 库 兼 设备 用 房 。 建 筑 面积 ; 
73000m2， 主 楼 地 上 30 层 、 тва 裙 楼 地 上 Кз: 地 下 三 层 层 高 3.6m、 地 下 二 层 层 高 
4.5m、 地 下 一 层 层 高 4.6m、 一 、 二 es оа ЖЕН: 主楼 122. 10т, 
裙 楼 23.10m。 结 构 类 型 : елы и u" н" 基础 为 钢筋 混凝土 桩 基础 。 

2. 工程 招标 范围 “ 

本 次 招标 范围 为 施工 图 (图 纸 : ry. ххххх, a=: 日 ) 范 围 内 除 消防 系 统 、 综 合 布线 
系统 、 门 禁 等 分 包 项 目 以 外 的 工程 ， 安 装 分 包 项 目的 主体 预 坦 、 预 留 部 分 含 在 本 次 招标 范围 内 。 

3。 招标 控制 价 编制 依据 

(1) 招标 ar 

(2) 工程 序 开 设计 图 样 及 相关 资料 。 

(3) 2013 版 《湖北 省 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 及 相应 计算 规则 、 费 用 定额 。 

(4) 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 。 

(5) 费用 计算 中 各 项 费 率 按 工程 造价 管理 机 构 现行 规定 计算 。 

(6) 电气 安装 工程 的 盘 、 箱 、 柜 列 为 设备 ; 给 排水 安装 工程 中 的 成 套 供水 设备 、 水 箱 及 水 箱 消毒 器 、 
水 泵 、 空 调 安装 工程 的 泵 类 、 分 集 水 器 、 水 箱 、 软 水 器 、 换 热 器 、 水 处 理 器 、 风 机 、 静 压 箱 、 消 声 弯 头 、 
风机 盘 管 、 电 热 空气 幕 、 通 风 器 、 空 气 处 理 机 组 、 油 烟 净 化 器 、 冷 水 机 组 等 均 列 为 设备 ， 在 投标 报价 中 











不 计 入 以 上 设备 的 价值 。 
(7) 空气 检测 费 未 计 入 控制 价 ， 结 算 时 按 实 调整 。 
(其 他 略 。) 
图 10.6 ”招标 控制 价 总 说 明 
3) 汇总 表 











于 编制 招标 控制 价 和 投标 报价 包含 的 内 容 相同 ， 只 是 对 价格 的 处 理 不 同 ， 因 此 ， 对 
招标 控制 价 和 投标 报价 汇总 表 的 设计 使 用 同一 表格 。 实 际 工程 应 用 时 ， 对 招标 控制 价 和 投 
标 报价 可 分 别 印 制 该 表格 。 









































ЖУЛ 282 





2##%107\ 安装 工程 工程 量 清单 计价 规范 的 学 习 








汇总 表 包括 工程 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ( 表 10-13)、 单 项 工程 招标 控制 价 / 投 
标 报价 汇总 表 ( 表 10-14)、 单 位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ( 表 10-15)。 
#10-13 工程 项 目 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 
йг: 第 页 共 页 


ә 其 中 /元 
单项 工程 名 称 азата 












































ik: 本 表 适 用 于 工程 项 目 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 
#10-14 单项 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 
L FE Z E: 第 页 共 页 


= 2 Е 其 中 /元 
序号 单项 工程 名 称 金额 /元 去 全 文明 施工 机 ғ 
























































п 


计 
Ж: 本 表 适 用 于 单项 工程 招标 控制 价 或 投标 报价 的 汇总 。 暂 估价 包括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估 价 和 专业 工程 
暂 估价 。 


t 
> 
— 





Т 建筑 安装 工程 计量 与 计价 
| 





#10-15 单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 























工程 名 称 : 2224 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 
141 
12 
1.3 
2 ЕЛІН % 
21 其 中 : 安全 文明 施工 费 
3 其 他 项 目 








3.1 其 中 ， 暂 列 金额 

32 其 中 : 专业 工程 暂 估价 
33 Жн: НІ 

3.4 中 ， 总 承包 服务 费 








4 规 费 
5 税金 
招标 控制 价 合计 =1+2+3+4+5 








ж: 本 表 适 用 于 单位 工程 招标 二 制 价 或 投标 报价 的 汇总 如 无 单位 工程 划分 ， 单 项 工程 也 使 用 本 表 汇总 。 

4) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 、“ РА 

本 书 10.2 节 已 经 讲 到 , АИС Bth ЕИ ШИ АЕТ А, 
采用 这 一 表现 形式 ， 大 大 地 减少 了 投标 中 因 两 表 分 设 而 带 宁 的 出 错 的 概率 。 

此 表 是 编制 招标 控制 价 = 投标 价 、 竣 工 结算 的 最 基本 的 用 表 。 

招标 控制 价 中 的 分 部 分 项 工程 费 应 根据 招标 文件 中 的 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目的 特征 
描述 及 有 关 规 定 ! 按照 招标 控制 价 的 编制 靶 据 ， 确 定 综合 单价 进行 计算 。 招 标 控制 价 中 的 
综合 单价 应 包 搓 招标 文件 中 划分 的 应 由 投标 人 承担 的 风险 范围 及 其 费用 。 招 标 文件 中 没有 
明确 的 ， 如 是 工程 造价 咨询 人 编制 ， 应 提请 招标 人 明确 ， 如 是 招标 人 编制 ， 应 予 明 确 。 

分 部 分 项 工程 和 措施 项 目 中 的 单价 项 目 ， 应 根据 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 项 
目 中 的 特征 描述 及 有 关 要 求 确定 综合 单价 计算 。 招 标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 
的 单价 计 入 综合 单价 。 
分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 10-2。 
5) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 工 程 设 备 费 、 施 工 机 具 
使 用 费 、 企 业 管理 费 、 利 润 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 
工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 是 评 标 委员 会 评审 和 判断 综合 单价 组 成 和 价格 完整 性 、 合 
理性 的 主要 基础 ， 对 因 工 程 变更 调整 综合 单价 也 是 必 不 可 少 的 基础 价格 数据 来 源 。 采 用 经 
评审 的 最 低 投标 价 法 评 标 时 ， 该 分 析 表 的 重要 性 更 为 突出 。 

该 分 析 表 集 中 反映 了 构成 每 一 个 清单 项 目 综合 单价 的 各 个 价格 要 素 的 价格 及 主要 的 
“ 工 、 料 、 机 ”消耗 量 。 编 制 招标 控制 价 和 投标 报价 时 ， 需 要 对 每 一 个 清单 项 目 进行 组 价 
为 了 使 组 价 工作 具有 可 追溯 性 (回复 评 标 质疑 时 尤其 重要 )， 需 要 标明 每 一 个 数据 的 来 源 。 
该 分 项 表 实 际 上 是 招标 人 编制 招标 控制 价 和 投标 人 投标 组 价 工作 的 一 个 阶段 性 成 果 文件 。 
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编制 招标 控制 价 ， 使 用 本 表 应 填写 使 用 的 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 定额 名 称 。 
工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 10-16。 


表 10-16 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 



































工程 名 称 ， в. 
EEND ЕЛ ТЕНЕУ 
清单 综合 单价 组 成 明细 
TT | о/ж a mE 
чы 2. сЕ жа AT | HE | 机 械 | 管理 费 和 利 | AE | 材料 | 机 械 | mmm 
Е 费 | 费 | 费 їй 费 | 费 | | 和 利润 
| | 
一 一 一 一 一 | 一 一 一 一 
| | j | j _ `! 
ТЕН ЕЕ Ен кет === 
人 工 单 从 小 计 
元 / 工 日 未 计价 材料 费 


清单 项 目 综合 单价 





暂 估 | mi 
© 
EEHEHE Ж. ЖКО ЙЫ 半价 | 合 价 | 单价 | 合计 
/元 /元 £ > 
М /元 /元 
料 


% - ае 

= [| ж | | 

细 ач — 

- 
ú 

Ж: 1. 如 不 使 用 省 级 Еа ЕЕ, 可 不 填 定额 项 目 、 编 号 等 。 

2. 招标 文件 提供 了 暂 估 单 价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 入 表 内 “ 暂 估 单 价 ” 栏 及 “ 暂 估 合 价 ” 栏 。 

6) 招标 控制 价 中 的 措施 项 目 费 
采用 单价 项 目 方式 计价 的 措施 项 目 ， 应 按 措 施 项 目 清单 中 的 工程 量 ， 并 按照 招标 控制 
价 的 编制 依据 确定 综合 单价 , 填 入 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 10-2 

采用 总 价 项 目 方式 计价 的 措施 项 目 ， 应 根据 拟定 的 招标 文件 和 常规 施工 方案 ， 按 照 招 
标 控制 价 的 编制 依据 计价 ， 包 括 除 规 费 、 税 金 以 外 的 全 部 费用 。 措 施 项 目 清单 中 的 安全 文 
明 施 工 费 必须 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 总 
价 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 10-5。 

7) 招标 控制 价 中 的 其 他 项 目 费 计价 的 相关 规定 

(1) 暂 列 金额 。 

为 保证 工程 施工 建设 的 顺利 实施 ， Е 
造价 的 影响 ， 在 招标 控制 价 中 需 估算 一 笔 暂 列 金额 。 暂 列 金额 可 根据 工程 的 复杂 程度 、 设 
计 深 度 、 工 程 环境 条 件 ( 包 括 地 质 、 水 文 、 气 候 条 件 等 ) 进 行 估算 ， ee 
费 和 措施 项 目 费 的 10% 一 15% 作 为 参考 。 



















































































о) 暂 估价 。 
暂 估价 类 似 于 FIDIC 合同 条 款 中 的 Prime Cost Items， 在 招标 阶段 预见 肯定 发 生 ， 只 是 
为 标准 不 明确 或 者 需要 专业 承包 人 完成 ， 暂 时 无 法 确定 其 价格 或 金额 。 为 方便 合同 管理 
和 计价 ， 需 要 纳入 工程 量 清单 项 目 综合 单价 中 的 暂 估价 ， 最 好 只 是 材料 费 ， 以 方便 投标 人 
组 价 。 对 于 专业 工程 暂 估价 一 般 应 是 综合 暂 估价 ， 包 括 除 规 费 、 税 金 以 外 的 管理 费 、 利 润 等 。 
(3) ЕНТ. 
计 日 工 包括 计 日 工人 工 、 材 料 和 施工 机 械 。 在 编制 招标 控制 价 时 ， 对 计 日 工 中 的 人 工 
单价 和 施工 机 械 台 班 单价 应 按 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 或 其 授权 的 工程 造价 管理 机 构 公布 
的 单价 计算 ， 材 料 应 按 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 中 的 材料 单价 计算 ， 工 程 造 
价 信息 未 发 布 的 材料 单价 ， 其 价格 应 按 市 场 调查 确定 的 单价 计算 。 

(4) 总 承包 服务 费 。 Ф, 

编制 招标 控制 价 时 ， 总 承包 服务 费 应 按照 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 的 规定 计算 ,“13 
计价 规范 ”在 条 文 说 明 中 列 出 的 标准 仅 供 参考 ， 招 标 人 仅 要 求 总 承包 人 对 其 发 包 的 专业 工 
程 进行 施工 现场 统一 管理 和 协调 、 对 竣工 资料 统一 汇总 整理 等 服务 时 ， 总 承包 服务 费 按 发 
包 的 专业 工程 估算 造价 的 1.5% 计 算 ; 招标 人 要 求 总 承包 人 对 其 发 包 的 专业 工程 既 进行 总 承 
包 管理 和 协调 ， 又 要 求 提供 相应 配合 服务 时 总 未 息 服 务 费 根据 招标 文件 列 出 的 配合 服务 
内 容 ， 按 发 包 的 专业 工程 估算 造价 的 3% 人 5% 计算 :招标 人 自行 供应 材料 、 设 备 的 ， 按 扫 
标 人 供应 材料 、 设 备 价值 的 1% 计 算 。 a _ 

招标 控制 价 中 的 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 10-65-% 10-11. 

аталады ‚Хх 
“13 计价 规范 ”中 ытта 
算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 } 本 规定 为 强制 性 条 文 >》 

O 2 
10.3.2 “安装 工程 投标 价 的 编制 

1. 投标 报价 的 概念 与 相关 规定 

投标 报价 是 指 在 工程 采用 招标 发 包 的 过 程 中 ， 投 标 人 或 由 其 委托 的 具有 相应 资质 的 工 
程 造价 咨询 人 按照 招标 文件 的 要 求 ， 根 据 工程 特点 ， 并 结合 自身 的 施工 技术 、 装 备 和 管理 
水 平 ， 依 据 有 关 计 价 规范 自主 确定 的 工程 造价 ， 是 投标 人 希望 达成 工程 承包 交易 的 期 望 价 
格 ， 它 不 能 高 于 招标 人 设 定 的 招标 控制 价 ， 但 不 得 低 于 成 本 。 

采用 工程 量 清单 方式 招标 的 工程 , 为 了 使 各 投标 人 在 投标 报价 中 具有 共同 的 竞争 平台 
所 有 投标 人 必须 按照 招标 人 提供 的 工程 量 清单 填报 价格 。 填 写 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 
目 特征 、 计 量 单位 、 工 程 量 必须 与 招标 人 提供 的 一 致 。 

2. 投标 报价 的 编制 依据 

(1)《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)。 

(2) 国家 或 省 级 、 行 业 建 设 主管 部 门 颁发 的 计价 办 法 。 

(3) 企业 定额 、 国 家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 。 

(4) 招标 文件 、 工 程 量 清单 及 其 补充 通知 、 答 疑 纪要 。 
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(5) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(6) 施工 现场 情况 、 工 程 特点 及 拟定 的 投标 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 

(7) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资 料 。 

(8) 市 场 价格 信息 或 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 。 

(9) 其 他 的 相关 资料 。 

3. 投标 报价 编制 用 表 及 相关 规定 

1) 封面 

投标 总 价 封面 举例 如 图 10.7 所 示 。 投 标 人 编制 投标 报价 时 ， 由 投标 人 单位 注册 的 造价 
人 员 编 制 。 投 标 人 盖 单 位 公章 ， 法 定 代表 人 或 其 授权 人 签字 或 盖 章 ; 编制 的 造价 人 员 ( 造 价 
工程 师 或 造价 员 ) 签 字 盖 执业 专用 章 。 

投标 总 价 应 当 与 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 не, 税金 的 合计 金额 
一 致 。 即 投标 人 在 进行 工程 量 清单 招标 的 投标 报价 时 ， 不 Ый 总 价 优惠 (或 降价 、 让 
Ж), 投标 人 对 投标 报价 的 任何 优惠 (或 降价 、 让 利 ) 均 反映 1 БЕТЕГЕ 合 单价 中 。 
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图 10.7 ”投标 总 价 封面 
2) 总 说 明 
投标 报价 总 说 明 的 内 容 应 包括 以 下 几 个 方面 。 
(1) 采用 的 计价 依据 。 
(2) 采用 的 施工 组 织 设计 。 
(3) 综合 单价 中 风险 因素 、 风 险 范 围 (幅度 )。 
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(4) 措施 项 目的 依据 。 

(5) 其 他 相关 内 容 的 说 明 等 。 

投标 报价 总 说 明 举 例 ， 如 图 10.8 所 示 。 
总 说 H 


工程 名 称 : 某 大 厦 安装 工程 





1. 工程 概况 
裙 房 间 首 层 设 过 街 通道 作为 消防 疏散 通道 。 建 筑 地 下 部 分 功能 了 


4.5m、 地 下 一 层 层 高 4.6m、 一 、 二 、 四 层 层 高 .Im、 其 余 楼 层 
2. 工程 招标 范围 
本 次 招标 范围 为 施工 图 (图 纸 工 号 ，X Xx XXX, 日 期 x 
系统 、 门 禁 等 分 包 项 目 以 外 的 工程 ， 安 装 分 包 项 目的 
3. 投标 工程 制 价 编制 依据 ` 


本 工程 建设 地 点 位 于 X x li x X 路 20 号 。 工程 由 30 层 高 主楼 及 其 南 侧 5 层 高 的 裙 房 组 成 。 主 楼 与 
73000m2， 主 楼 地 上 30 层 、 地 下 3 层 ， 裙 楼 地 上 5 层 、 地 下 3 J; 地 下 三 层 层 高 3.6m、 地 下 二 层 层 高 


裙 楼 23.10m。 结 构 类 型 ; 主楼 为 框架 -前 力 墙 结构 ， AN 


ж 


қолаты ыы 


要 为 地 下 车 库 兼 设备 用 房 。 建 筑 面积 ; 





层 高 39mij 建 筑 榴 高 ， 主 楼 122.10m， 


钢筋 混凝土 桩 基础 。 








日) 范围 内 除 消防 系统 、 综 合 布线 


(1) 招标 文件 提供 的 工程 量 清单 及 有 关 计 价 要 
(2) 工程 施工 设计 图 样 及 相关 资料 、 
(з) 建设 项 目 相 关 的 标准 、 规 范 、 建 筑 资料 。 


PECAR. 


N 
nt 


xX. 


ІЗ Е 

(5) 本 工程 类 别 为 [类 。,* XXV 

(6) 人 工 工 日 单价 按 5026 НИТ. HEHE 术 兴 司 学 握 的 价格 情况 并 参照 工程 造价 管理 机 
构 2013 年 工程 造价 信息 ,3 月 信息 价 确定 。 施 工 机 械 合 班 单价 根据 本 公司 掌握 的 价格 情况 并 参照 工程 造 
价 管理 机 构 发 布 价格 宵 定 。 Ж < 

(7) 设备 费用 未 计 入 本 投标 报价 中 。 ! 


位 估价 表 》 дий (ишш, лей. 
Жа” 











图 10.8 ”投标 报价 总 说 明 

3) 汇总 表 

汇总 表 包 括 工程 项 目 投标 报价 汇总 表 ( 表 10-13)、 单 项 了 
单位 工程 投标 报价 汇总 表 ( 表 10-15)。 

4) 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 

编制 投标 报价 时 ， 分 部 分 项 工程 量 清单 应 采用 综合 单价 计价 。 确 定 综合 单价 的 最 如 
依据 之 一 是 该 清单 项 目的 特征 描述 ， 投 标 人 投标 报价 时 应 依据 招标 文件 中 分 部 分 项 了 
清单 项 目的 特征 描述 确定 清单 的 综合 单价 。 在 投标 过 程 中 ， 当 出 现 招标 文件 中 分 部 分 项 了 
程 量 清单 特征 描述 与 设计 图 样 不 符 时 ， 投 标 人 应 以 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 
准 ， 确 定投 标 报价 的 综合 单价 。 当 施工 中 施工 图 样 或 设计 变更 与 工程 量 清单 项 目 特 生 








[ 程 投标 报价 汇总 表 ( 表 10-14) 






























































要 
[ 程 量 








目 特征 描述 为 
上 描述 


不 一 致 时， 发、 承包 双方 应 按 实 际 施 工 的 项 目 特征 ， 依 据 合同 约 ж 

综合 单价 中 应 包括 招标 文件 中 划分 的 应 由 投标 人 承担 的 风险 范围 及 其 费用 ， 招 标 文件 
中 没有 明确 的 ， 应 提请 招标 人 明确 。 

分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 10-2。 投 标 人 对 表 中 的 “项 目 编码 ” 
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“项 目 名 称 ”“ 项 目 特征 ”“ 计 量 单位 “工程 量 ” 均 不 应 做 改动 。“ 综 合 单价 ”“ 合 价 ” 自 主 
决定 填写 ， 对 其 中 的 “ 暂 估价 ” 栏 ， 投 标 人 应 将 招标 文件 中 提供 了 暂 估 材 料 单价 的 暂 估价 
计 入 综合 单价 ， 并 应 计算 出 暂 估 单 价 的 材料 在 “综合 单价 ”及 其 “ 合 价 ” 中 的 具体 数额 ， 
因此 ， 为 更 详细 地 反映 暂 估价 情况 ， 也 可 在 表 中 增设 一 栏 “综合 单价 ”“ 其 中 暂 估价 ”。 

5) 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 10-16。 
编制 投标 报价 时 ， 使 用 本 表 可 填写 使 用 的 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 定额 ， 
如 不 使 用 ， 则 不 填写 。 
6) 投标 报价 中 的 措施 项 目 费 
F 各 投标 人 拥有 的 施工 装备 、 技 术 水 平和 采用 的 施工 方法 有 所 差异 ， 招 标 人 提出 的 
EAE FNE а нен о ”投标 人 投标 时 根据 
к, 标 人 提供 的 措施 项 目 进 
行 调整 。 投 标 人 根据 投标 施工 组 织 设计 (或 施工 方案 ) 调 和 确定 的 措施 项 目 应 通过 评 标 委 
员 会 的 评审 。 ‚Ҳ 
措施 项 目 费 的 计算 包括 以 下 几 个 方面 。 SQL- 
CO) 措施 项 目的 内 容 应 依据 招标 人 提供 的 措施 坑 目 清单 和 投标 人 投标 时 拟定 的 施工 组 
织 设计 或 方案 。 бы; 
(2) 措施 项 目 费 的 计价 方式 应 示 文 件 的 规定 ， 可 以 计算 工程 量 的 措施 清单 项 目 
采用 综合 单价 方式 报价 ， 其 余 的 措施 清单 项 目 采 用 总 价 方式 报价 。 

(3) 措施 项 目 费 由 投标 大 主 确定 ， 但 其 中 的 安全 文明 施工 和 应 接 昭 国家 或 级 、 生 
业 建 设 主管 部 门 的 规定 计价 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 3X 一 

投标 报价 中 的 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 由 费 清单 与 计价 表 见 表 10-2。 

7) 投标 КТУ е 

а) 暂 列 按 招标 工程 量 清 单 中 列 册 的 金额 填写 ， 不 得 变动 。 

(2) 材料 、 工 程 设 备 暂 估价 应 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 单价 计 入 综合 单价 。 

(3) 专业 工程 暂 估 价 应 按 招工 程 量 清单 中 列 出 的 金额 填写 。 

(4) 计 日 工 按 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 项 目 和 数量 ， 自 主 确定 综合 单价 并 计算 计 日 工 
金额 。 

(5) 总 承包 服务 费 应 依据 招标 工程 量 清单 中 列 出 的 内 容 和 提出 的 要 求 自主 报价 。 

投标 报价 中 的 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 见 表 10-6 一 表 10-11。 

8) 关于 规 费 、 税 金 

“13 计价 规范 ”中 规定 : 规 费 和 税金 应 按照 国家 或 省 级 、 行 业 建设 主管 部 门 的 规定 计 
算 ， 不 得 作为 竞争 性 费用 。 本 规定 为 强制 性 条 文 。 

规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 见 表 10-12。 

4 分 部 分 项 工程 综合 单价 的 确定 

分 部 分 项 工程 量 清单 计价 ， 其 核心 是 综合 单价 的 确定 。 综 合 单价 的 计算 一 般 应 按 下 列 
顺序 进行 。 

а) 确定 工程 内 容 。 根 据 工程 量 清单 项 目 名 称 和 拟 建 工 程 实际 ， 或 参照 “分 部 分 项 工 
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程 量 清单 项 目 设置 及 其 消耗 量 定额 ” 表 中 的 “工程 内 容 ”， 确 定 该 清单 项 目 主体 及 其 相关 工 
程 内 容 。 
(2) 计算 工程 数量 。 根 据 现 行 湖北 省 建筑 工程 工程 量 计算 规则 的 规定 ， 分 别 计算 工程 
量 清单 项 目 所 包含 的 每 项 工程 内 容 的 工程 数量 。 
(3) 计算 单位 含量 。 分 别 计算 工程 量 清单 项 目 每 计量 单位 应 包含 的 各 项 工程 内 容 的 工 





Ў, 








计算 单位 含量 -第 (2) 步 计算 的 工程 数量 二 相应 清单 项 目的 工程 数量 
(д) 选择 定额 。 根 据 第 (1) 步 确定 的 工程 内 容 ， 参 照 “ 分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 及 
此 消耗 基 定 额 ” 表 中 的 定额 名 称 和 编号 ， 选 择 定额 ， 确 定 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 消耗 量 。 
(5) 选择 单价 。 应 根据 建筑 工程 工程 量 清单 计价 办 法 规定 的 费用 组 成 ， 参 照 其 计算 广 
法 ,或 参照 工程 造价 主管 部 门 发 布 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 信息 Лык, азезил. 
(9 计算 清音 项 目 每 计量 单位 所 全 某 项 工程 内 容 的 人 工 < 村 PRAEH. 
“工程 内 容 ” KA M. HKE (БРЕД. 材 、 机 消耗 量 x 
第 (5) 步 选择 的 人 、 材 、 机 单价 )x Кү: 
(7) 计算 工程 量 清单 项 目 每 计量 单位 人 工 、 材 料 \、 机 械 台 班 价款 。 
工程 量 清单 项 目 人 、 材 、 机 价款 = умерения ен аА. 材 、 机 价款 
@ 远 定 费 率 。 应 根据 建筑 工程 工程 人 办 法 夫人 主 的 费用 组 成 ， 参 照 其 计算 广 
法 ， 或 参照 工程 造价 主管 部 门 发布 的 相关 并 结合 本 企业 和 市 场 的 实际 情况 ， 确 定 管 
理 费 率 和 利润 率 。 x 
(9) 计算 综合 单价 。 — y 
кеттін ңөугізел. н. бонсаи 
(10) 合 Е 相应 清单 项 目 工程 数 和 
TES 


5” pmm 

本 工作 任务 介绍 了 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013) 的 内 容 ， 以 
及 工程 量 清单 计价 各 种 表格 的 应 用 ， 其 中 工程 量 清单 的 编制 、 招 标 控制 价 编制 、 投 标 
报价 的 编制 方法 是 本 工作 任务 学 习 的 重点 。 






















































































- ЕШ Б ТЇ || — 
1. 填空 题 
(1) 工程 量 清单 计价 是 在 建设 工程 招标 投标 中 ， 招 标 人 按照 国家 统一 的 工程 量 计算 规 
则 提供 ， 由 投标 人 依据 工程 量 清单 自主 报价 ， 按 照 中 标的 























工程 造价 计价 方式 。 
(2) 工程 量 清单 由 招标 人 按照 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 附 录 中 统一 























的 ` ` 和 进行 编制 ， 包 
括 、 规 费 项 目 清 单 和 税金 项 目 清单 。 
(3) 综合 单 从 是 指 完 工程 是 清 单 中 一 个 规定 计量 单位 项 目 所 需 的 、 
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安装 工程 工程 量 清单 计价 规范 的 学 习 “OO 














































































































А à ， 并 考虑 风险 因素 。 
(4) 工程 量 清单 由 有 编制 招标 文件 能 力 的 或 受 其 委托 具有 相应 资质 
的 依据 有 关 的 有 关 要 
ж. 和 进行 编制 。 
(5) 采用 工程 量 清单 方式 招标 ， 工 程 量 清单 必须 作为 招标 文件 的 组 成 部 分 ， 其 准确 性 
和 完整 性 负责 。 
(6) 安装 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 的 项 目 名 称 应 按 “08 计价 规范 ”附录 C 规定 的 项 目 
名 称 并 结合 确定 。 
(7) 是 用 于 发 包 人 在 施工 合同 协议 签订 时 ， 尚 未 确定 或 者 不 可 预见 的 
在 施工 过 程 中 所 需 材料 、 设 备 、 服 务 的 采购 ， 以 及 施工 过 程 中 合同 约定 的 各 种 工程 价款 调 
整 因素 出 现时 的 Uoo ‘< 确认 的 费用 。 
(9) 分 部 分 项 工程 量 清 单 的 项 目 编码 ， 十 至 十 二 位 应 根 Е освен АДН 
名 称 设置 ， 并 应 自 001 起 顺序 编制 。\ O 
70. 2777720: 
得 的 ， 除 另 有 说 明 外 ， A аат 为 准 ， 并 以 完成 后 的 
计算 ， 投标 人 报价 时 ， 应 在 - 中 考虑 施工 中 的 各 种 损耗 和 需 
要 增加 的 工程 数量 。 
NS 
2， 选 择 题 % 
а) нн ча е уннан, 
A， 分 部 分 项 工程 项 目 》 p. тілі | с. 其 他 项 目 
D. ARIA Yaw Е. 税金 
о татиб. ТЕ ит 
赔 等 的 依据 之 
А. 招标 控制 价 а желік с. 工程 计量 及 进度 款 支 付 
D. 调整 合同 款 Е. 投标 报价 
(3) 下 列 关 于 工程 量 清单 计 价 的 说 法 中 错误 的 是 ( — )。 
А. 招标 控制 价 是 公开 的 最 高 限 价 


В. 
с. 


工程 量 清单 计价 是 按照 经 评审 最 低 价 中 标的 工程 造价 计价 方式 

招标 人 按照 国家 统一 的 工程 量 计算 规则 提供 工程 数量 清单 
D. 投标 人 的 投标 报价 若 高 于 招标 控制 价 的 ， 其 投标 不 应 予以 拒绝 
E. 实行 工程 量 清单 计价 的 工程 ， 宣 采用 固定 总 价 合同 方式 

(4) 其 他 项 目 清单 的 具体 内 容 ， 包 括 以 下 哪些 项 目 ? ( ) 
А. 暂 列 金额 В. 零星 工作 项 目 费 С. 
р. ЕНТ E. 暂 估价 








总 承包 服务 费 




















(5) 工程 量 清单 项 目 费 采用 综合 单价 ， 它 包含 了 完成 分 项 工程 所 必需 的 ( 
A. 人 工 费 B. 机 械 费 С. 利润 
D. 材料 费 E. 企业 管理 费 
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ЕТЕНЕ Ы НИЧУ 





















































(6) ӨНЕТІН ТЕА НАЧИ) озат ТИС, ЖИЕН 0% 
内 容 。 
А. 总 则 B. 工程 量 清单 编制 С. 工程 量 清单 计价 
D. 术语 E. 备注 
(Т) 高 层 建筑 增加 费用 应 计 入 ( )- 
А. 分 部 分 项 工程 费 в. 措施 项 目 费 С. 单独 列 项 
D. 分 别 列 入 分 部 分 项 和 措施 费 中 E. 综合 单价 
(8) 脚手架 搭 拆 费 如 何 处 理 ? (0) 
和 A， 计 入 分 部 分 项 工程 费 в. 措施 项 目 费 
с. 其 他 项 目 费 D. 规 费 E. 综合 单价 
(9) 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 中 的 ( as амы 
填写 。 `Z: 
A. тїй в. EIG яне 
р. 计量 单位 в. 综合 单价 S 
(10) 单位 工程 造价 由 ( 。”) 组 成 。 У. 
和 A， 分 部 分 项 工程 清单 费 Бех) в. 措施 项 目 清单 费 
С. 其 他 项 目 清单 费 D. MUM B Е. 利润 
(11) 安装 清单 项 目 中 不 形成 实体 但是 作为 安装 工程 不 可 缺 的 一 个 内 容 设 工程 量 清单 
编码 的 是 ( ) LS хх 
А. бй, ВИА 27 У Ха АВ. 电气 调整 项 目 
С. ВЕНИТЕ. УЕЛА OOL D。 探 伤 检查 项 目 
E. 采暖 系统 调整 费 x X 4 
(12) Atik; ЖІП ИМ АНИ ІН, FI ) 不 计 入 综合 单价 。 
A. кер | B， 高 层 建筑 增加 费 
с. 脚手架 搭 拆 费 р. 刷 油 、 防 腐 费 用 
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Е. 系统 调整 费 


(13) 除 合 同 另 有 约定 外 ， 合 同 中 综合 单价 可 以 调整 的 包括 ( 


> 


.材料 价格 变化 
[ 程 量 清单 漏 项 
设计 变更 引起 新 
程 量 清单 的 
. 政策 性 调整 
不 可 竞争 费用 有 ( 











"раз 


(14) 


临时 设施 费 
二 次 搬运 费 
[ 程 定额 测定 费 
安全 生产 监督 费 
.劳动 保险 费 








ттоот» 














)。 


的 工程 量 清单 项 目 
程 数 量 误差 超出 合同 约定 幅度 以 外 的 





). 


现场 安全 文明 施工 措施 费 


工作 任 分 O ` 安装 工程 工程 量 清单 计价 规范 图 站 WN 


(15) 工程 量 清单 计价 是 一 种 计价 方法 ，( ， ) 是 签订 合同 价 的 方式 。 














А. 固定 总 价 B. 可 调价 с. 清单 计价 

D. 定额 计价 E. 国定 单价 
(16) 招标 控制 价 的 作用 是 招标 人 用 于 对 招标 工程 发 包 的 最 高 限 价 ， 有 的 省 、 市 又 称 
). 

А. 拦 标价 в. 标底 价 с. 最 高 报价 值 

р. 最 低 价 Е. 预算 控制 价 
з. |ЖЖ 


(1) 招标 人 编制 的 工程 量 清单 应 包括 哪些 内 容 ? 
(2) 工程 量 清单 文件 的 组 成 有 哪些 部 分 ? 





G) 项 目 特征 描述 应 注意 哪些 方面 的 问题 ? РАСА 
(4) 简 述 招标 控制 价 的 含义 。 ы 


(5) чаны ен Чен рейшн аа 
(6) 工程 基 清 单 投标 报价 的 编制 依据 有 哪些 ? 

(7) 投标 控制 价 中 的 措施 项 目 费 计算 包含 E? 如 何 报价 ? 
(8) 投标 报价 中 的 其 他 项 目 "п 
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TEES П 


р Нени 
项 目的 组 成 及 其 计算 程序 


知识 目标 а. ЕЛІК 02 


жиек ззяла (1) 培养 学 生 团队 协 
价 下 的 费用 项 目 ж жей 装 工程 招标 控 М 目的 作 精 神 ; 


算 程序 > N 4 (2) 培养 学 生 严 庶 细 
4 N” 致 的 工作 态度 ; 
G) 培养 学 生 良 好 的 
职业 操守 ; 
(4) 培养 学 生 吃苦 而 
劳 的 工作 作风 





人 
< 工程 最 清单 计价 计算 程序 ) 
шш 
— s 











工作 任务 11 、\、 洁 单 计价 模式 下 安装 工程 锦 用 项 目的 组 成 及 其 计算 程序 NNN 





11.1 工程 量 清单 计价 的 费用 组 成 


依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》(GB 50500 一 2013)， 在 清单 计价 方式 下 ， 建 设 
工程 发 承包 及 实施 阶段 的 工程 造价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 
税金 组 成 ， 如 图 11.1 所 示 。 


人 工 费 
材料 费 

一 分 部 分 项 工程 费 施工 机 具 使 用 费 
企业 管理 费 


利润 
1. 安全 文明 施工 费 , ХО» 
2. 夜间 施工 增加 费 NS "ç 
з. 二 次 搬运 费 > 

4. ЖИЛЕ ТИШ У 

5. 已 完工 程 及 设备 保护 费 

6 工程 定位 复 测 费 六 
ЕТТЕГІ 

8 大 型 机 ии 安 拆 费 




















Г— 措施 项 目 费 


жане 


i ЕТ х 
вяне S ренин ИНАТ ETIM 
Е it a 
SCL 4 джан X ы 
А SC 
ЕТІЛЕ 
VOD Т | 2. 失 业 保险 费 


NVO Ка КЛЕТ 





2. 住房 公积金 4. 生育 保险 费 
3. 工程 排污 费 5. 工伤 保险 费 


1 .营业税 

L же 二 2 城市 维护 建设 税 
З. 教育 费 附加 

4 地方 教育 附加 





图 11.1 建设 工程 清单 计价 的 费用 组 成 


11.2 工程 量 清单 计价 计算 程序 


11.2.1 计算 程序 说 明 

(1) 工程 量 清单 计价 指 投 标 人 完成 工程 量 清单 所 需 的 全 部 费用 ， 包 括 分 部 分 项 工程 费 、 
措施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 。 

(2) 综合 单价 是 指 完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 和 工程 设备 费 、 施 工 机 
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=== 














具 使 用 费 和 企业 管理 费 、 利 润 以 及 一 定 范围 内 的 风险 因素 。 
(3) 措施 项 目 清单 包括 总 价 措施 项 目 清单 和 单价 措施 项 目 清单 。 单 价 措施 项 目 清单 计 
价 的 综合 单价 ， 按 消耗 量 定额 ， 结 合 工程 的 施工 组 织 设计 和 施工 方案 计算 。 总 价 措施 项 目 
清单 计价 按 费用 定额 中 规定 的 费 率 和 计算 方法 计算 。 
(4) 采用 工程 量 清单 计价 招 投标 的 工程 ， 在 编制 招标 控制 价 时 ， 应 按 费用 定额 的 费 率 
计算 各 项 费用 。 
11.2.2 工程 量 清单 计价 的 计算 程序 
依据 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工程 费用 定额 》， 工 程 量 清单 计价 的 计算 程序 如 下 所 示 。 
1， 分 部 分 项 工程 单价 措施 项 目 综合 单价 计算 程序 ( 表 11-1) 
表 11-1 分 部 分 项 工程 单价 措施 项 目 综合 单价 








































































































序号 费用 项 目 计算 方法 
1 人 工 费 XO AT 
2 材料 费 > (材料 费 ) 
3 施工 机 具 使 用 费 > (施工 机 具 使 用 费 ) 
4 企业 管理 费 (1+3)x 费 率 
5 利润 (1+3)x 费 率 
6 风险 因素 按 招标 文件 或 约定 
7 综 会 单 俐 1+2+3+4+5+6 
2， 总 价 措施 项 目 费 计 算 程 序 ( 表 11-2) 





表 11-2 总 价 措施 项 目 费 计算 程序 


费用 项 目 
分 部 分 项 工程 费 


施工 机 具 使 用 费 


单价 措施 项 目 费 



















> (分 部 分 项 工程 费 ) 
EAI% 

> (йі T.HUR ë HI 9%) 

> (单价 措施 项 目 费 ) 


































24 Ska | 人 工 费 ХАТ”) 

2.2 Ш 施工 机 具 使 用 费 > (施工 机 具 使 用 费 ) 
3 | 总 价 措施 项 目 费 3.1132 

341 安全 文明 施工 费 (1.1+1.2+2.1+2.2)x 费 率 











其 他 总 价 措施 项 目 费 
3. 其 他 项 目 计算 程序 ( 表 11-3) 
表 11-3 ”其 他 项 目 计算 程序 


(1.1+1.2+2.1+2.2)x 费 率 











费用 项 目 计算 方法 
















1 | 暂 列 金额 按 招标 文件 
2 暂 估价 2.1+2.2 
21 材料 暂 估价 /结算 价 E (材料 暂 估价 x 暂 估 数 量 / 导 (材料 结算 价 x 计 算数 量 ) 





专业 工程 暂 估价 /结算 价 按 招 标 文件 /结算 价 








工作 任务 11 清单 计价 模式 下 安装 工程 费用 项 目的 组 成 及 其 计算 程序 















































续 表 
序号 费用 项 目 计算 方法 
3 HBT 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 
34 人 工 费 > (人 工 价格 x 暂 定数 量 ) 
3.2 材料 费 > (材料 价格 x 暂 定数 量 ) 
33 | 其 中 施工 机 具 使 用 费 E (机 械 台 班 价格 x 暂 定数 量 ) 
3.4 企业 管理 费 (3.1+3.3)x 费 率 
3.5 利润 (3.1+3.3)x 费 率 
4 总 包 服务 费 4.1+4.2 
41 | 其 中 发 包 人 发 包 专业 工程 > (项 目 价值 x 费 率 ) 
4.2 发 包 人 提供 材料 > (项 目 价值 x 费 率 ) 
索赔 与 现场 签证 > (价格 x 数量) 二 费用 
6 其 他 项 目 费 142+3 k45, 
4. 单位 工程 计算 程序 ( 表 11-4) 
表 11-4 单位 工程 计算 程序 表 
序号 费用 项 目 计算 方法 
1 分 部 分 项 工程 费 (分 部 分 项 工程 费 ) 
Te TOT 
12 | 施工 机 具 使 用 费 < | У ОЕГАН) 
2 单价 措施 项 目 费 У (单价 措施 项 目 费 ) 
а | + I F Xe O ZAIM 
22 > | \йтидий# | E ETIUED 
3 总 价 措施 项 目 费 二 (总 价 措施 项 目 费 ) 
4 其 他 项 目 费 > (其 他 项 目 费 ) 
ы Г ZAT 
42 Ё E (施工 机 具 使 用 费 ) 
5 规 费 (1.1+1.2+2.1+2.2+4.1+4.2)x 费 率 
税金 (1+2+3+4+5)x 费 率 
含 税 工程 造价 1+2+3+4+5+6 











| EUA | 


本 工作 任务 介绍 了 工程 量 清单 计价 模式 下 的 费用 项 目 构成 ， 以 及 安装 工程 费用 计 
算 程序 ， 理 解 和 掌握 如 何 正 确 编制 安装 工程 招标 控制 价 是 本 工作 任务 学 习 重 点 。 


БЕЛІ | — 


1. 填空 题 


(1) 在 清单 计价 方式 下 ， 建 设 工程 费用 上 、 ` 
ЖІ 组 成 。 
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(2) 装饰 、 安 装 、 园 林 绿 化 、 房 屋 修缮 工程 的 计 费 基础 ЈЕО 为 按 省 价 计算 的 分 部 分 项 
工程 费用 合计 中 的 费 。 

2， 简 答题 

(1) 单价 措施 项 目 和 总 价 措施 费 计 算 有 何不 同 ? 

(2) 暂 佑 价 计 入 哪 项 费用 ? 

(3) 其 他 项 目 费 包含 哪些 费用 ? 
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TEREZ 12 
ка 






清单 编制 与 清单 计价 


知识 目标 


а) Жк Ж 


LALAR NA ih 
方法 ; ` 
2 хи. ж 
шыл a 
ж. 


能 力 目 标 


能 够 达到 正确 i 
А. ku rra wik 
单 和 招标 控制 只 的 目的 


ЖАНЫ 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 









建筑 安装 工程 计量 与 计价 NW 
* ° ° ° ° шн 





12.1 布置 工作 任务 


12.1.1 工作 任务 一 





根据 本 书 “ 工 作 任务 3” 中 的 某 住宅 楼 的 室内 给 水 排水 工程 提供 的 图 样 及 其 工程 概况 





说 明 、 工 程 量 计算 书 ( 表 3-9)， 完 成 下 列 任务 。 





























(1) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 KK， 编制 该 工 








程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 


(2) 参照 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定 额 及 单位 估价 表 》 和 2013 版 《湖北 省 
建筑 安装 工程 费用 定额 》 等 计价 资料 编制 招 书 ке 2 3 综合 单价 分 析 表 。 

















(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 
12.1.2 工作 任务 二 
根据 本 书 “ 工 作 任务 4” 中 的 某 学 校 办 公 
工程 量 计算 书 ( 表 4-2)， 完 成 下 列 任务 。 
(1) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工 SS 
程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 
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ы Ee 供 的 图 样 及 其 工程 概况 说 明 、 


ROM (GB 50856 一 2013) 附 录 K， 编 制 该 工 





(2) 参照 现行 的 ШІ” K) 112013 版 《湖北 省 
建筑 安装 工程 费用 定额 》 等 计价 资料 编制 指标 控制 价 的 下 程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 








O НУРАТ ри: азиа. 。 、， XO 
(村 单价 参考 当地 了 各 造价 信息 风 ) 、。 ENY 
‚МУ 9) 24 
ГУ 
У 12.2 相关 知识 学 习 


12.2.1 给 排水 、 采 上 暧 工 程 的 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 


本 节 共 设置 9 个 分 部 、101 个 分 项 工程 项 目 ( 表 12-1), 具体 内 容 详 见 《 通 用 安装 工程 





程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 К. 
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工作 任务 12 ` 如 排水 、 采 咀 工 程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 “NN 


表 12-1 给 排水 、 采 暖 工程 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 


项 目 编码 项 目 名 称 分 项 工程 项 目 
ч СНИ, E ЕБИНЕ, 022. ИННИИ. ШЕН, 
031001 | ЁК C| ga. HRIBI, RAIET, KEKEE 
Е MÉR 11 个 分 项 工程 项 目 
部 分 包括 管道 支架 、 设 备 支架 、 套 管 3 个 分 项 工程 项 目 
部 分 包括 各 种 螺纹 阀门 、 螺 纹 法 兰 阀门 、 焊 接 法 兰 阀门 、 带 短 
管 甲乙 阀门 、 塑 料 阀门 、 减 压 器 、 疏 水 器 、 除 污 器 (过 滤器 )、 补 偿 
器 、 软 接头 ( 软 管 )、 法 兰 、 倒 流 防止 器 、 水 表 、 热 量 表 、 塑 料 排水 
管 消声器 、 浮 标 液 面 计 、 浮 标 水 位 标尺 17 个 分 项 工程 项 目 
ЖИА. MA WET ТӘНТІ 
大 便器 、 小 便器 、 其 他 成 品 卫生 器 具 长 热 手 器 、 淋 浴 器 ( 间 )、 和 桑拿 
浴 房 、 大 小 便 槽 自动 冲洗 水 箱 : 给 排水 附 ( 配 ) 件 、 小 便 模 冲 洗 管 、 
ЖС 水 加 热 器 、 冷 热 水 混 全 器 习 饮 水 器 、 隔 油 器 19 个 分 项 工程 项 目 
本 部 分 包括 铸铁 散热 器 5 钢 制 散热 器 、 其 他 成 品 散 热 器 、 光 排 管 
031005 供暖 器 具 散热 器 、 暖 风机 、 жікті жия. жен. ЖАШ 8 个 分 项 
гей А г 
:部 分 包括 变频 给 水 设备 、 稳 压 给 水 设备 、 无 负 压 给 水 设备 、 气 
久米 阳 能 集 热 装置 、 地 源 (水 源 、 气 源 ) 热 泵 机 组 、 除 砂 器 、 水 
ізі, 设备 、 水 质 净 化 器 、 紫 外 线 杀菌 设备 、 热 水 器 
yO. балқан); 沙锅 水 设备 、 水 箱 15 个 分 项 工程 项 目 
”本 部 : 炮 全 燃气 采暖 炉 、 燃 气 沸水 器 (消毒 器 )、 燃 
ДА. чий. йй. ЖАК, ЮА 
4 管道 调 长 器 、, 调 压 町 ( 调 压 设备 )、 引 入 口 砌 筑 12 个 分 项 工程 项 目 
„Мас 本 部 分 适 搓 制 氧 机 、 液 氧 馆 、 二 级 稳 压 箱 、 气 体 汇流 排 、 
031008 | 医疗 气体 设备 及 附件 | 刷 手 池 、 医 疗 真空 负 、 „кайа. Т. ВЕЕ, ОЕ. 
У" 集 水 器 、 医 疗 设备 带 、 气 体 终端 14 个 分 项 工程 项 目 
采暖 、 空 调 水 工程 系 | ”本 部 分 包括 采暖 工程 系统 调试 、 空 调 水 工程 系统 调试 2 个 分 项 工 
统 调试 程 项 目 


2. 相关 问题 及 说 明 

(1) 本 节 管 道 界 限 划 分 ( 见 本 书 第 7 章 相关 内 容 )。 

(2) 管道 热处理 、 无 损 探 伤 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856—2013) 
附录 H 工业 管道 工程 相关 项 目 编码 列 项 

(3) 管道 、 设 备 及 支架 除 锈 、 刷 油 、 保 温 除 注 明 者 外 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计 
算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 M 刷 油 、 防 腐蚀 、 чин 

(4) (75). MARA, Miz ORA ZRETELI EHAE) (СВ 50856 一 2013) 附 
K D 电气 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 


12.2.2 工程 量 清单 项 目 注解 
1. 给 排水 、 采 上 暖 、 燃 气管 道 (项 目 编码 031001) 
(1) 安装 部 位 ， 指 管道 安装 在 室内 或 室外 。 











031002 支架 及 其 他 





031003 管道 附件 














031004 卫生 器 具 











031006 采暖 、 给 排水 设备 





031007 燃气 器 具 及 其 他 。 
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(2) 输送 介质 包括 给 水 、 排 水 、 中 水 、 雨 水 、 热 媒体 、 燃 气 、 空 调 水 等 。 

(3) 方形 补偿 器 制作 安装 应 含 在 管道 安装 综合 单价 中 。 

(4) 铸铁 管 安装 适用 于 承 插 铸 铁 管 、 球 墨 铸铁 管 、 柔 性 抗震 铸铁 管 等 。 

(5) 塑料 管 安装 适用 于 UPVC. PVC. PPR. PE. PB 管 等 塑料 管材 。 

(6) 复合 管 安装 适用 于 钢 塑 复合 管 、 铝 塑 复合 管 、 钢 骨架 复合 管 等 复合 型 管道 安装 。 

(7) 直 埋 保温 管 包 括 直 埋 保温 管件 安装 及 接口 保温 。 

(8) 排水 管道 安装 包括 立 管 检查 口 、 透 气 帽 。 

(9) 室外 管道 碰头 。 

@ 适用 于 新 建 或 扩建 工程 热源 、 水 源 、 气 源 管道 与 原 ( 旧 ) 有 管道 碰头 。 

© 室外 管道 碰头 包括 挖 工作 坑 、 土 方 回填 或 暖气 沟 局 部 拆除 及 修复 。 

@ 带 介质 管道 碰头 包括 开关 闭 、 临 时 放水 管线 辐射 等 费用 入 

а) 热源 管道 碰头 每 处 包括 供 、 回 水 两 个 接口 。 TR 

© 碰头 形式 指 带 介质 磁头、 不 带 介质 碰 头 。 қы 

(10) 管道 工程 量 计算 不 扣除 阀门 、 管 件 (包括 减 讨 器 А. же. кашне 
装 ) 及 附属 构筑 物 所 占 长 度 ; 方形 补偿 器 以 其 所 a sas [ 程 量 。 

CR 气压 试验 、 泄 漏 性 试验 、 闭 水 
试验 、 通 球 试验 、 真 空 试验 等 

(а) ж, назову P 方法 ， 如 水 冲洗 、 消 毒 冲洗 、 空 气 吹 扫 等 


ами x 


(1) 单 件 支架 质 OE кне, 

о ашлар саи 目 ， 不 再 计 取 制作 费 ， 支 架 本 身价 
аена ж 

ашалы тантал а аа 
套 管 及 防水 套 管 等 ， 应 分 别 列 项 。 

3. 管道 附件 (项 目 编码 031003) 

(D 法 兰 赣 门 安装 包括 法 兰 连接 ， 不 得 另 计 。 效 门 安装 如 仅 为 一 仙 法 兰 连接 时 ， 应 在 
项 目 特征 中 描述 。 

O 塑料 阅 门 连接 形式 需要 注 明 热 熔 连 接 、 粘 接 、 热 风 烛 接 等 方式 。 

G) 减 压 间 规格 按 高 压 侧 管道 规格 描述 。 

(4) 减 压 阁 、 朴 水 器 、 倒 流 防止 器 等 项 目 包括 组 成 与 安装 工作 内 容 ， 项 目 特征 应 根据 
设计 要 求 描述 附件 配置 情况 ， 或 根据 X X 图 集 或 X x 施工 图 做 法 描述 。 

4. 卫生 器 具 ( 项 目 编码 031004) 


(1) 成 品 卫生 器 具 项 目 中 的 附件 安装 ， 主 要 指 给 水 附件 ， 包 括 水 嘴 、 阀 门 、 喷 头等 ， 
排水 配件 包括 存 水 弯 、 排 水 栓 、 下 水 口 等 ， 以 及 配备 的 连接 管 。 
(2) 浴缸 支 座 和 浴缸 周边 的 砌 砖 、 瓷 砖 粘贴 ， 应 按 现行 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工 
程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 ， 功 能 性 浴缸 不 含 电机 接线 和 调 
试 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 D 电气 设备 安装 工程 相 
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关 项 目 编码 列 项 。 

(3) 洗脸 贫 适 用 于 洗脸 贫 、 洗 手 盆 、 洗 发 贫 安 装 。 

(4) 器 具 安 装 中 若 采 用 混凝土 或 砖 基础 ， 应 按 现行 国家 标准 《房屋 建筑 与 装饰 工程 
程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 。 

(5) 给 、 排 水 附 ( 配 ) 件 是 指 独立 安装 的 水 嘴 、 地 漏 、 地 面 扫除 口 等 。 

5. 供暖 器 具 ( 项 目 编码 031005) 

(1) 铸铁 散热 器 ， 包 括 拉 条 制作 安装 。 

(2) 钢 制 散热 器 结构 形式 ， 包 括 钢 制 闭 式 、 板 式 、 壁 板式 、 扁 管 式 及 柱 式 散热 器 等 ， 
应 分 别 列 项 计算 。 

(3) 光 排 管 散 热 器 ， 包 括 联 管制 作 安 装 。 ұл 

(4) 地 板 辐射 采暖 ， 包 括 与 分 集 水 器 连接 和 配合 地 БЕЙЛЕ» 

6. 采暖 、 给 排水 设备 (项 目 编码 031006) NN 

(1) 变频 给 水 设备 、 稳 压 给 水 设备 、 meee 说 明 如 下 。 















































O жуа UER, ЖЕШ. EAER 
® ЖЗА НИЯ, RENIX 。 
@ M tt usah bit ЧЕ. 软 接头 ， 应 注 明 数量 ， 含 设备 、 附 件 之 间 
的 管 路 连接 。 y SÑ Е 
© 泰 组 底座 安装 ， A 应 按 现行 图 案 标 准 《 房 屋 建 筑 与 装饰 工程 工 
程 基 计 算 规 范 》 (GB 50854 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 3 人 

@ арткы: p. 调试 应 按 ы каала (GB 50856- 
2013) 附 录 D 电气 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 < 

(2) 地 源 热 压 机 组， 接管 以 及 接管 县 阐 门 、 软 接头 、 减 振 装 置 和 基础 另行 计算 ， 应 
按 相关 项 目 编码 列席。 

7. 采暖 、 空 调 水 工程 系统 调试 (项 目 编码 031009) 


(1) 由 采暖 管道 、 阀 门 及 供暖 器 具 组 成 采暖 工程 系统 。 

(2) 由 空调 水 管道 、 阀 门 及 冷水 机 组 组 成 空调 水 工程 系统 。 

(з) 当 采 暖 工 程 系 统 、 空 调 水 工程 系统 中 管道 工程 量 发 生变 化 时 ， 系 统 调试 费用 应 作 
相应 调整 。 
































12.3 工作 任务 实施 


12.3.1 工作 任务 一 : 某 住宅 楼 的 室内 给 水 排水 工程 


(1) 根据 本 书 “ 工 作 任务 3” 中 的 工程 量 计算 书 ( 表 3-9) 和 现行 的 《通用 安装 工程 工程 
量 计 算 规 范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 K， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清 单 见 表 12-2。 
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表 12-2 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 










































































工程 名 称 ; 某 住宅 楼 给 排水 工程 Б: 
金额 /元 
ЗІ 项 目 编码 | яна 项 目 特征 描述 工程 | „„ |a А 
县 = 暂 估 
单价 | 价 
价 
整个 项 目 
1 |031001006001 塑料 管 42.3 
2 |031001006002| 塑料 管 84.75 
部 位 : 
3 |031001006003 ШЫ 103.17 
МЕ i Х,а: PPR. DN40 ° 
Ж „а # 
塑料 管 72 
4 [031001006004 BEH рн UPVC ÝN% 72.72 
粘 接 
їй: HEK 
塑料 管 
5 |031001006005 Ж 规格 ， UPVC. DN75 61.81 
6 |031001006006 ен а БКО 166.08 
HEER: 粘 接 
7 |031004001001 浴缸 з 
8 (031004003001 洗脸 盆 30 
9 |031004004001 ЖШ 类 型 ， 500 F% 30 
10 |031004006001 大 便器 XH: ER 30 
给 、 排 水 附 
质 : 塑料 
11 |031004014001 Tot 材质 : 塑料 24 
12 |031004014002 ту БЕШ Ша 42 
Ë ( 配 ) 件 2 .规格 : DN75 
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工作 任务 12 ` 给 排水 、 采 暖 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 \ 
































工程 名 称 ， 某 住宅 楼 给 排水 工程 续 表 
金额 /元 
М 项 目 编码 项 目 名 称 Fi 综合 | 合 ai 
单价 | 价 | 。 
价 
13 |031003001001| ”螺纹 阀门 力 等 级 : J41W-1.6、DN40| 6 
纹 连接 
14 |031003013001 水 表 жй 30 
15 |031002003001 ен 30 
% 料 材质 :石棉 水 泥 
A: 焊接 钢管 
16 |030817008001 规格 ，DN50 6 
分 部 小 计 
措施 项 目 
17 |03130101700) 脚手架 搭 拆 1 
分 部 小 计 




















(2) 参照 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》， 编 制 工程 量 清单 综 
合 单价 分 析 表 ( 表 12-3)， 并 将 各 项 综合 单价 填 入 表 12-4, “完成 本 分 部 分 项 工程 清单 计价 。 

表 12-3 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 

排水 工程 





工程 名 称 : Ж 






项 目 编码 










单价 /元 š 
材料 | 机 械 | 管理 费 机 械 | 管理 费 





ЖАН 定额 项 目 名 称 | 数量 站 一 
定额 编 定额 项 目 名 称 单位 数量 人 工 费 415 人 工 费 | 材料 费 А | 
il il 





室内 管道 安装 聚 丙烯 

































C10-344 管 ( 热 、 电 容 )| 10m | 0.1 |9079] 21 |2.16| 3013 | 9.08 | 21 |022| 3.01 
笃 (40mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 908 | 21 [0222 | 3.01 
技工 92 元 / 工 日 ; # T. 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 72 
清单 项 目 综合 单价 /元 86.41 
单价 1 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 = 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 /元 | /元 
费 给 水 聚 丙烯 塑料 管 “DN40 т | 102 | 58.7 | 59.87 
2) 聚 丙烯 塑料 给 水 管 接头 零件 _DN40 个 |05803 | 15.1 | 12.13 
细 其 他 材料 费 — | | 20 
材料 费 小 计 == = 0 
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=== 
THAI: 某 住宅 楼 给 排水 工程 (2124 (12-3-2) 
项 目 编码 |o31001006004| 项 目 名 称 塑料 管 ик т 125 72.72 
ММ 里 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 | 定额 项 目 名 称 - | 数量 材料 | 机 械 | 管理 费 机 械 | 管理 费 
单位 # š m M EL 2 
ы АЕ „| # [aa ШЕТ 
室内 管道 安装 承 插 塑 
C10-359| 料 排水 管 (零件 粘 接 ) | 10m | 0.1 |105.96|20.39| 01 | 34.37 | 106 | 2.04 | 0.01 | 3.44 
公称 直径 (50mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 10.6 | 2.04 | 0.01 | 3.44 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 16.87 














材 
料 
费 
明 
细 


[ 程 名 称 











定额 编号 


清单 项 目 综合 单价 /元 


主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 


承 插 塑 料 管 件 DN50 


其 他 材料 费 
МЕРКИ, 





: 某 住宅 楼 给 排水 工程 2124 


031001006006] 项 目 名 称 


清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 


数量 | „МЕ | 机 械 
Ú 


项 目 编码 










定额 


定额 项 目 名 称 单位 


管理 费 
和 利润 


室内 管道 安装 承 插 塑 






合 价 /元 


2.04 
18.91 









暂 估 合 
价 


/元 


(12-3-3) 







166.08 











管理 费 
和 利润 












































C10-361 | 料 排水 管 (零件 粘 接 ) 160.7 |39.16 | 0.1 | 52.12 | 16.07 | 3.92 | 0.01 | 521 
公称 直径 (100mm 以 内 
人 工 单价 小 计 16.07 | 3.92 | 0.01 | 5.21 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 34.13 
清单 项 目 综合 单价 /元 59.34 
单价 | 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 т 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 /元 | /元 
费 承 插 塑 料 管 DN100 т | 0.852 | 243 | 20.7 
2) 承 插 塑 料 管 件 _DN100 个 | 1138 | 118 | 13.43 
细 其 他 材料 费 = |= 
材料 费 小 计 一 | 38.05 | 一 
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工程 名 称 ， 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 : (12-3-4) 
项 目 编码 |031004001001| 项 目 名 称 浴缸 па 组 Aa 3 
单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 ”定额 项 目 名 称 мр, | 数量 | al 材料 | 机 械 | 管理 费 |， __ 机 械 | 管理 费 
‘位 工 费 工 费 | 材料 费 
AT |қ [maa | ИЯ ж lamang 
О) 冷 热 
C10-909 э е ИК 10 组 | 1 |712.96|870.73| 0 | 231.07 |712.96|870.73| 0 |231.07 
人 工 单价 小 计 712.96|870.73| 0 |231.07 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 7018 
清单 项 目 综合 单价 /元 8832.76 
ДЕ (ЗӨ L 2 
“says | 单价 |。 bobad | 加 信人 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 . | 合 价 /元 单价 | 价 
材 /元 > i 
料 /元 | 人 元 
费 浴盆 排水 铜 配件 60 | 606 
明 КАА 520 | 5200 
细 浴盆 混合 水 嘴 带 喷头 180 | 1818 
K 其 他 材料 费 — |264.3| — 
材料 费 小 jh -- |7888.73| — 
Г: 某 住宅 楼 给 排水 工程 12324 

















项 目 编码 洗脸 盆 







ЕН 

定额 编号 定额 项 目 名 称 ДЕН | 管理 费 机 械 | 

定额 编号 定额 项 目 名 称 单位 Еч ыле 人 工 费 | 材料 费 wg К 
й й Й 








Wik 名 















































СІ0-916 КҮТ 1041 97.82 | 30.18 | 6967] 0 | 9.78 
人 工 单价 小 计 30.18 | 69.67 | 0 | 9.78 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 zü LH 未 计价 材料 费 121.2 
清单 项 目 综合 单价 /元 230.83 
I 单价 Е 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 所 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 /元 | /% 
费 全 铜 磨 光 水 嘴 DN15 个 | 101 25 | 25.25 
2) 洗脸 盆 + | ый | 120 | 1212 
细 其 他 材料 费 一 |4442 | 一 0 
材料 费 小 计 二 _|190.87| 一 0 
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FE 
工程 名 称 : 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 : (12-3-6) 
项 目 编码 31004004001| 项 目 名 称 洗涤 盆 к 组 Aa 30 
单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 项 目 名 称 vp | 数量 a| 材料 [bube сесі |, __ 机 械 | 管理 费 
Чу 费 - 费 | 材料 费 
人 AT |қ [maa ИЯ жй | 和 利润 
С10-928 ИКЕ 单 嘴 |1041 | ол |276.88|832.07| 0 | 89.73 |2769 | 8321| 0 | 8.97 
人 工 单 价 | 小 计 27.69 | 83.21 | o | 8.97 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 zT E| 未 计价 材料 费 80.8 
清单 项 目 综合 单价 /元 200.67 
КҮ 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 = 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 Ë /元 | /% 
费 全 铜 磨 光 水 嘴 DN15 
明 ў 
细 其 他 材料 费 一 Isl] 0 
材料 费 小 计 -- |164.01| 一 
LAER: 某 住宅 楼 给 排水 工程 Б: (12-3-7) 






项 目 编码 






























































定额 编号 | 定额 项 目 名 称 管理 费 
费 _| 和 利润 
C10-976 人 та Ж 140.71 | 43.42 | 327 | 0 |1407 
体 水 箱 坐 便 
人 工 单价 小 计 43.42 | 327 | 0 |1407 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 669.63 
清单 项 目 综合 单价 /元 730.39 
| ШЕ 暂 估 | 暂 估 合 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 /元 合 价 /元 | 单价 | 价 
M /元 | /元 
料 连 体 坐 便器 个 | 101 | 480 | 4848 
费 Ж {ЖЕКЕ 套 | 1.01 70 | 707 
明 连 体 排水 口 配件 套 | 1.01 78 |7878 
细 坐 便器 桶 盖 套 | 101 35 |35.35 
其 他 材料 费 ==. | 329 |= 
材料 费 小 计 — | 672.9 | 一 





工作 任务 12 





给 排水 、 采 暖 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 ` 









































工程 名 称 ; 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 (12-3-8) 
项 目 编码 |o31004014001| 项 目 名 称 н пла 47 н 24 
配 ) 件 单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 纺 ñi E Ж н 数 Aa 理 费 7 ж 
定额 编号 定额 项 2 мы |ЖЖ P Е | ент ке ІШ 管理 费 
Е ATI |ж ama ATA] 费 mang 
10-1009) ненні 10% | 01 |101.27| 0.69 | о | 32.82 | 10.13 | 0.07 | 0 |328 
人 工 单价 小 计 10.13] 007 | 0 |328 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 15.5 
清单 项 目 综合 单价 /元 28.98 
| 单价 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 。 人 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 
费 
明 Я 5 .5 
细 其 他 材料 费 = |007|- 0 
材料 费 水 计 - = |11559: 0 
工程 名 称 : 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 ， (12-3-9) 






定额 编号 


C10-1010| 


项 目 编码 


031004014002) 





清单 综合 


定额 项 目 名 称 


塑料 地 漏 


项 目 名 称 


















#3、 排水 附 
{ 配 ) 件 
ПИ 价 组 成 明细 


材料 费 






0.11 





管理 费 
和 利润 


4.1 









































公称 直径 (80mm 以 内 ) 
人 工 单价 | 小 计 1266| оп | o | 41 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 248 
清单 项 目 综合 单价 /元 41.67 
| 单价 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 ж 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 /元 | 1% 
费 地 漏 5 1 24 24 
明 塑料 管 m | 0.1 8 0.8 
细 其 他 材料 费 ол|- 
材料 费 小 计 24.91 | 一 
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工程 名 称 : 某 住宅 楼 给 排水 工程 2224 


(12-3-10) 



































项 目 编码 |o31003001001| 项 目 名 称 螺纹 阀门 е Аў д 6 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 项 目 名 称 人 | 数量 材料 | 机 械 | 管理 费 机 械 | 管理 费 
单位 тй | 人 工 费 | 材料 旨 Ñ 
ры ATU 费 | w [maa ATAP] ар | 和 利润 
阀门 安装 PPR 管 专用 
C10-719 | ( 热 熔 连 接 ) 公称 直径 | 个 1 | 10.19 | 5.08 |016| 3.35 | 10.19 | 5.08 | 0.16 | 3.35 
(40mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 10.19 | 5.08 | 0.16 | 3.35 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 Š 
清单 项 目 综合 单价 /元 230.88 
暂 估 | 暂 估 合 
a 上 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 /元 | 单价 | 价 
费 ба /元 | /元 
明 PPR 专用 阀门 210 | 212.1 
细 其 他 材料 费 — |508|- 
_ МНР = |%748| 一 
LRI: 某 住宅 楼 给 排水 工程 Bi 2-3-11) 










项 目 编码 31003013001| НЖЖ 





清单 综合 单价 组 成 明细 




























































单价 /元 
定额 编号 ”定额 项 目 名 称 ede 管理 费 管理 费 
费 | 费 | 和 利润 和 利润 
C10-824 ACK 7.87 | 24.26 | 1.81 0 7.87 
公称 直径 (20mm 以 内 ) 
人 工 单价 | 小 计 2426] 1.81 | o | 7.87 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 134.39 
清单 项 目 综合 单价 /元 168,33 
单价 暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 т 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 / | /ж 
费 螺纹 水 表 DN20 іЫ 1 95 95 
ІН 螺纹 闸阀 个 | 101 39 |3939 
细 其 他 材料 费 181 | 一 0 
材料 费 小 计 19621 — 0 
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工程 名 称 : 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 : (12-3-12) 
项 目 编码 031002003001] 项 目 名 称 套 管 на + Za 30 
单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 

定额 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 项 目 名 称 млр, | 数量 -a| 材料 | 机 械 | 管理 费 机 械 | 管理 费 
Му 费 费 | 材料 费 
E ATA 费 | ж [maa M жй | 和 利润 





一 般 过 墙 、 楼 板 钢 套 管 
Cl10-611| 制作 公称 直径 | 个 1 | 10.13 | 4.44 | 2.3 | 403 | 10.13 | 444 | 23 | 4.03 
(50mm 以 内 ) 


























人 工 单价 小 计 10.13 | 444 | 23 | 4.03 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 5.41 
77% 
ЕЕ 合 单价 /元 26.31 
暂 估 | 暂 估 合 
ч 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 /元 | 单价 | 价 
费 /元 | /元 
明 焊接 钢管 18.04 | 5.41 
细 其 他 材料 费 =! sui 0 
材料 费 水 计 = |985|--| 0 
LEAI: 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 : (12-3-13) 






项 目 编码 



























































定额 编号 定额 项 目 名 称 | 全 |ж 管理 费 管理 费 
_ Е 费 | 费 | 和 利润 和 利润 
C8-2926 Укан 2 ay 14.69 | 45.32 | 18.9 | 0 | 14.69 
称 直径 (50mm 以 内 ) = ` i 
C8-2909 кшк ж 32.82 |13.53| 18.65 | 44.01 | 32.82 |13.53| 18.65 
称 直径 (50mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 89.33 | 51.72 | 13.53| 33.34 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 15.32 
清单 项 目 综合 单价 /元 203.24 
材 | s| жы | 单价 тыкка 
料 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 ӯ 合 价 /元 | 单价 价 
/元 /元 
x 焊接 钢管 kg | 326 | 47 |1532 
细 其 他 材料 费 |50701 = 0 
材料 费 小 计 = |67.05| 二 0 
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表 12-4 ”分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 





工程 名 称 : 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 : 
金额 /元 
E| 项 目 编码 яве аннин ва | an 其 中 
单价 n 暂 估价 





整个 项 目 





1. 安 装 部 位 : 室内 

2. 介 质 : 给 水 

3. 材 质 、 规 格 : PPR. 
DN15 


1 [031001006001 





30.93 1308.34 








2. 介 质 : 给 水 
2 |031001006002| 塑料 管 |3. 材 质 、 规 格 : PPR、 37 3135.75 
DN20 


4. 连 接 形式 ， 热 熔 








2. 介 质 : 给 水 


з |031001006003| 塑料 管 |3. 材 质 、 规 格 ;、PPR* 86.41 8914.92 








2: 介 质 : 排水 


4 |031001006004| 塑料 管 |3. 材 质 、 规 格 : ОРУС. 32.95 2396.12 











1. 安 装 部 位 : 室内 
2. 介 质 : 排水 
5 |031001006005| 塑料 管 |3. 材 质 、 规 格 : UPVC. 45.34 2802.47 
DN75 
4. 连 接 形式 ， 粘 接 
1. 安 装 部 位 ， 室 内 
2. 介 质 : 排水 


6 |031001006006| 塑料 管 |3. 材 质 、 规 格 : UPVC. 
DN100 
4. 连 接 形式 : 粘 接 





166.08| 59.34 9855.19 





7 |031004001001| ні |H: #9 1500 8832.76| 26498.28 





1. 规 格 、 类 型 : 台式 、 
8 |031004003001| 洗脸 贫 |450 甲 级 
2. 组 装 形式 : 冷水 


230.83 6924.9 





9 |031004004001| 洗涤 贫 | 类 型 : 500 甲 级 200.67 6020.1 























10|031004006001| 大 便器 | 规格 、 类 型 : 坐 式 730.39| 21911. 





工作 任务 12 ` 给 排水 、 采 暖 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 











工程 名 称 : 某 住宅 楼 给 排水 工程 标 段 : 续 表 
金额 /元 
т 项 目 编码 | 项目 名 称 项 目 特征 描述 综合 其 中 
izi ай | 
单价 暂 估价 
11|031004014001 БУНА 材质 : 塑料 28.98 695.52 
附 配 ] 件 | ” š i 





给 、 排 水 |1. 材 质 ， 塑料 

附 ( 配 ) 件 |2. 规 格 ，DN75 

1. 类 型 : 截止 阀 

2. 规 格 、 压 力 等 级 : 
J41W-1.6、DN40 


12|031004014002. 41.67 1750.14 





13 [031003001001 | 螺纹 阀门 230.88 | `. 1385.28 





14|031003013001| KÆ 168.33 5049.9 





2. 型 号 ， LXS-20 





1. 材 质 ， 焊接 钢管 

15 [031002003001] $ ”|2. 规 格 : DN50 

3. 填 料 材质 3 石棉 水 泥 
E LD 焊接 钢管 


26.31 789.3 


16|030817008001 203.24 1219.44 























2 规格 :>DN50 
分 部 小 计 100657.35 
背 施 项 目 
HFE 
17103130101700)" 的 760.68 760.68 
分 部 小 计 760.68 
A H 101418.03 





12.3.2 工作 任务 二 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 


(1) 根据 本 书 “ 工 作 任 务 4” 中 的 工程 量 计算 书 ( 表 4-2) 和 现行 的 《通用 安装 工程 工程 
量 计 算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 K， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 12-5。 

说 明 : © 本 工程 刷 油 、 绝 热 部 分 工程 量 清单 详 见 本 书 “ 工 作 任务 17. 

@ 本 工程 温度 计 、 压 力 表 项 目 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 
附录 F 相关 项 目 编码 列 项 。 
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表 12-5 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 
工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 


标 段 : 
























































金额 /元 
序 | 项 目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 | 工程 量 | 综合 | 、 | 其 中 
号 单位 合 价 | 暂 估 
单价 
价 
с 安装 工程 
C.10 给 排水 、 采 暖 
1 |031001002001 采暖 钢管 m | 148.2 
采暖 钢管 3. 
2 |031001002002] FIRIN КТІ m | 193.1 
: 螺纹 连接 
3 |031001002003 采暖 钢管 т | 514 
4 |03100100200| ”采暖 钢管 ЕТІ т 51 
EE 
部 位 :室内 
5 |031001002005| ЖММ т 71 
6 |031003001001 螺纹 阀门 4 56 
КӨРЕ 型 ， 丝 扣 铜 球阀 
н 个 
7 |031003001002] 螺纹 阀门 5555 1 26 
法 兰 闸阀 
8 |031003002001| EGAN] СЫ 1 
: AAR 
9 |031003002002] 螺纹 法 兰 阀门 [2.Ый: DN40 + 2 
: TZY-6-8 
2. 安 装 方式 : 成 组 安装 
寺 铁 散热 器 
10 |031005001001| ”铸铁 散热 器 3 器 具 、 托 架 除 锈 、 刷 油 设计 要 求 : 片 890 
安装 后 再 刷 银 粉 漆 一 遍 
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工程 名 称 ; 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 


































1031002003005 







Z| 项 目 编码 | 。 项 目 名 称 项 目 特征 描述 
031003005001| Н |: DN25 
EPRE 
030601001001| 。 温度 仪表 [EE 压力 式 温度 计 
030601002001 压力 仪表 
031002003001 





5 棉 水 泥 


管 


ТІН ТКИ. 














031002003002 套 管 
031002003003| 套 管 
: ЖЕ 
Ең 
25 : 焊接 钢管 
031002003004 ен Алі 





: DN50 
料 材质 : 石棉 水 泥 
НЕ 
























































031201001001 管道 刷 油 т? | 48.41 
031208002001 管道 绝热 m | 0.72 
е шан |. бы А 
1 031201004001 қасы 2 .油漆 品种 : НЕ т? | 222.89 
ü З.Э. 一 饥 
采暖 工程 系统 
乡 
2 |031009001001 调试 系统 | 1 
分 部 小 计 
措施 项 目 
3 |031301017001| ”脚手架 搭 拆 1 
分 部 小 计 





пр 


Ў 














建筑 安装 工程 计量 与 计价 
= 


(2) 参照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》， 编 制 工程 量 清单 综合 单价 分 























析 表 ( 表 12-6)， 并 将 各 项 综合 单价 填 入 表 12-7， 完 成 本 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 。 
表 12-6 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-1) 




















项 目 编码 031001002001 | 项 目 名 称 | 采暖 钢管 ТЕ т 8 148.2 
单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 Оз Je ya w 管理 | ， 一 ы |н 
编号 定额 项 目 名 称 数量 人 工 费 材料 | 机 械 费 和 Ат. | 材料 | 机 械 | 管理 费 
| 费 | 费 жін | 费 | 费 | m | 和 利润 





室内 管道 安装 焊接 钢管 
с10-185| (螺纹 连接 ) 公称 直径 10m | 01 |129.37|15.87|0.94142.23| 12.94 | 1.59 | 0.09 | 4.22 
(20mm 以 内 ) 








人 工 单价 小 计 


4.22 























技工 92 元 / 工 日 ; WT. 60 元 / 工 日 未 计价 标 料 费 
清单 项 目 综合 单价 /元 

т Т к 

ËL 

费 焊接 钢管 DN 加 

明 焊接 钢管 接 洋 零件 

细 其 他 材料 费 0 

材料 费 小 计 0 

工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-2) 


























































项 目 编码 wamm YE] + TE] s 
单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
та 定额 项 目 名 称 ha | 数量 | |н ши дл. | 材料 | 机械 | 管理 机 
费 | | 和 润 | 费 | 费 | 费 | 和 利润 
C10-628 М” £ 1 | 552 |765] 0 |179| 552|765| 0 | 1,9 
人 工 单价 小 计 5.52 | 7.65 | 0 | 1.79 
技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 20 
清单 项 目 综合 单价 /元 34.96 
ЖЕН Ң 单价 | 合 价 | ыы 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 /元 | ух 单价 价 
料 /元 | /元 
费 黑 玛 钢 活 接头 DN20 个 [1.01 | 6.31 | 6.37 
明 螺纹 阀门 DN20 个 |1.01| 198 | 20 
细 其 他 材料 费 — |121 = 
材料 费 小 计 一 |27.64| 一 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-3) 
计量 工程 
项 目 编码 1031005001001] ”项 目 名 称 | 铸铁 散热 器 а т с. 890 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
жы] 定额 项 目 名 称 “| 定额 | 数量 机 械 [管理 费 ИШТЕТ 
FEAN "| жел РА та 里 Е 4 ЕРЕ 9 
单位 - 费 | 材料 (АФ |М ән 
у 人 工 费 | 材料 费 т | 和 利润 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 
铸铁 散热 器 安装 10+ 5 
C10-1086| 型 号 柱 型 0.1 [2646 146.17 | 0 | 858 | 265 | 4.62 | 0 | 0.86 
人 工 单价 小 计 265 | 462 | 0 | 0.86 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 60 元 / 工 日 | 未 计价 材料 旨 | 173 
清单 项 目 综合 单价 /元 
暂 估 |, 
ж bA 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 ІШТЕРІ іше 
/ж . | 价 /元 
/元 
材 汽 包 对 丝 DN38 1.45 | 2.74 
_ 汽 包 补 芯 DN38 433 | 076 
ый 精制 六 角 带 帽 螺 栓 MI12X300|- 3.32 | 0.29 
细 汽 包 胶 垫 83 0.12 | 0.28 
铸铁 散热 器 柱 型 25 | 173 
其 他 材料 费 = |05:|- 0 
材料 费 小 计 == | | – 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-4) 
ТЕ т 
项 目 编码 031003005001| ”项 目 名 称 | KAHIN т И ы 2 
单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 
定额 编号 | ”定额 项 目 名 称 t ñ 机 械 | 管理 费 | -- 机 械 | 管理 费 
7 4% < - 费 ШЕ з 
АЛИНИН ж | 和 利润 | 人 工本 | 材料 要 | 费 | 和 利润 
AZHAR 公称 直 
С10-687 径 (25mm 以 内 ) 18.22 | 16 о |591 |1822] 16 | 0 | 5.91 
人 工 单 价 小 计 18.22 | 16 0 |591 
技工 92 元 / 工 日 , 普 工 60 元 / 工 日 | 未 计价 材料 费 192 
清单 项 目 综合 单价 /元 59.33 
вй |ЧЕ енка 
М 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | “一 | 单价 | 天 
料 /元 үз 价 /元 
НИНДЕ DN25 д> 1 192 | 192 
细 其 他 材料 费 = 16 |= 
材料 费 小 计 = 359 | 























工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 
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2226 





























项 目 编码 1030601001001] ”项 目 名 称 温度 仪表 ы * ге 2 
单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
ЖӨЖ! 定额 项 目 名 称 | 定额 | 数量 机 械 | 管理 费 „и ТТІ 
号 单位 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 
C6-1 脱 爱 式 温度 计 = x 1 15.16 | 0.99 0 4.91 15.16 | 0.99 0 4.91 
液体 温度 计 
人 工 单 价 小 计 15.16 | 0.99 0 4.91 
技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 9.8 








清单 项 目 综合 单价 /元 













暂 估 |， 
A. ff 全 

м 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 价 | 单价 FES 

料 /元 -| 价 /元 

Ж /元 

Бі 插座 带 丝 堵 

细 其 他 材料 费 — 0.99 | — 0 





МЕНИ ЛУЙ: 




































































工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-6) 
计量 音 “т 
项 目 编码 1030601002001] НЖЖ EINK йт в = 2 
М. н. 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 жана |Ң) 数量 机 械 | 管理 费 机 械 | 管理 费 
单位 ДЕР бн ЕЕ ЗЕ 
f. 人 工 费 | 材料 费 эр | 和 利润 人 工 费 | 材料 费 зр | 和 利润 
压力 表 、 真 空 表 盘 
C6-26 ЖЖ 4 a 台 ( 块 〗 1 |39.04 | 1.06 | 0.39 | 12.78 | 39.04 | 1.06 | 0.39 | 12.78 
人 工 单价 小 计 39.04 | 1.06 | 0.39 | 12.78 
技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 36 
清单 项 目 综合 单价 /元 89.27 
күлте Жүн ее аған nl 合 价 ЫА 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 А 单价 价 /元 
料 28 
% 取 源 部 件 套 1 12 12 
明 仪表 接头 套 1 24 24 
细 其 他 材料 费 = | 1o6 | 一 | o 
材料 费 小 计 = ` | 906: = 0 
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工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-7) 
项 目 编码 1031002003001] ”项 目 名 称 套 管 计量 ^ те 16 
单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 /元 合 价 /元 
页 编号 定额 项 K ETS | 数量 ТІРІ ГІ ЕСЕТ 
定额 编号 | ”定额 项 目 名 称 单位 数量 信 工 费 | 材料 费 机 械 | 管理 费 人 工 费 | 材料 费 机 械 | 管理 费 


费 | 和 利润 费 | 和 利润 





一 般 过 墙 、 楼 板 钢 套 | 
C10-611 | 管制 作 安装 公称 直 | 个 1 [10.13 | 444 | 23 | 403 | 1013 | 444 | 23 | 403 
径 (50mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 1013 | 444 | 23 | 4.03 
技工 92 元 / 工 日 ; #ЕТ. 60 Ж/Т.Н | 未 计价 材料 费 1.86 
清单 项 目 综合 单价 /元 








































| (мм # | 暂 估 合 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | “一 | 单价 | 价 
材 Ж | | /% 
料 尼龙 砂轮 片 p400 12.04 
沥青 防水 油 襄 2.8 | 1.12 
细 焊接 钢管 _DN20 6.19 | 1.86 
其 他 材料 费 — 1.03 | 一 
材料 费 小 计 — | 629 | — 
工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 2128 (12-6-8) 
ТҰ т 
项 目 编码 103201001001] НЖЖ 管道 刷 油 а m? Fi 48.41 





清单 综合 单价 组 成 明细 















































定额 单价 /元 合 价 /元 
“з Z FE WL 
定额 编号 | ”定额 项 目 名 称 „| 数量 机 械 | 管理 费 | ， 机 械 | 管理 费 
单位 - 费 | 材料 型 Қ. Ж 
Алын, аа АТТЫН, aspa 
管道 刷 油 银 粉 漆 
C12-58 Ж-й 10m?°| ол |1484| 143 | 0 | 481 | 148 | 143 | 0 | 0.48 
管道 刷 油 银 粉 漆 2 
C12-59 第 二 遍 10m| 01 [18.65 | 1339| 0 | 6.04 | 1.87 | 134 | о | 06 
人 工 单 价 | 小 计 3.35 | 2.77 | 0 | 1.09 
技工 92 TH: 普 工 60 元 / 工 日 | 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 /元 7.2 
材 ай | ea 
料 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 元 | ,元 | 单价 | 价 /元 
费 元 | 
明 其 他 材料 费 = |247 | = 0 
细 材料 费 小 计 = am — | 9 








建筑 安装 工程 计量 与 计价 

















ЕЕЕ 

工程 名 称 ， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-9) 
项 目 编码 031208002001| Н | 管道 绝热 йт т? Fi 0.72 

清单 综合 单价 组 成 明细 

单价 /元 合 价 /元 

定额 编 шеген 定额 
= 定额 项 目 名 称 жу | 数量 yap) 机 械 | 管理 费 š ыр) 机 械 | 管理 费 
单位 жалығар атағы Бет 





泡沫 玻璃 瓦 块 (管道 ) 
C12-764 | 安装 管道 57mm 以 | m° 1 833 |436.69| 16.01|275.17| 833 |436.69|16.01 |275.17 











下 (厚度 30mm) 
C12-116 | 防潮 层 、 保 护 层 安装 2 
玻璃 布 管道 “| 10m |49361| 32.14 | 25.39 | 0 | 1041 | 158.65|12533| 0 |5138 
管道 刷 油 沥青 В 
Cl2-68 | `" ни 10m? |4.9361| 19.53 | 40.65 | 0 | 633 | 964 |200.65| 0 [31.25 











人 工 单价 小 计 1088.05| 762.67| 16.01| 357.8 





技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 414 





清单 项 目 综合 单价 /元 2638.54 











暂 估 PA 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 | 单价 /元 к 单价 үа 
料 元 /元 /元 














费 泡沫 玻璃 黏 结 剂 
明 泡沫 玻璃 及 块 360 | 414 
细 其 他 和 材料 费 一 |351.66| 一 
材料 费 小 计 = are — 
工程 名 称 ;， 某 学 校 认 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-10) 






气 | 计量 单 


位 |" | = 





项 目 编码 

















单价 /元 





定额 编 | a 
ЖІ! авина ПТ ЕРІ ЕЕ 


费 _| 和 利润 ЕИ 





铸铁 管 、 暖 气 片 刷 油 | > 
10m 























С12-202 银 粉 漆 第 一 遍 27.06 | 18.35 0 8.77 2.71 1.84 0 0.88 
人 工 单价 | 小 计 271 | 184 | 0 | 0.88 
技工 92 元 / 工 日 : 普 工 60 元 / 工 日 | 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 /元 5.42 
H 4 ат 
料 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 /元 单价 | = 
费 元 | 元 价 /元 
明 其 他 材料 费 = 148% | == 




















细 材料 费 小 计 = |183 一 
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工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-11) 
Ж 系统 | 计量 
项 目 编码 031009001001| 项 目 名 称 “| 采暖 工程 系统 | 计量 | 系统 | 工程 | 1 
调试 单位 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 | 定额 项 目 名 称 |E | 数量 机 械 | 管理 费 机 械 | 管理 费 
单位 工 费 | 材料 、 | 人工 费 | 材料 费 
АЕН ИН ЕСЕСІ! МН СИ С 
系统 调整 费 š 
BM113 EE 元 1 |306.36|1225.45| 0 | 99.29 | 306.36 |1225.45| 0 | 99.29 
(采暖 工程 ) 
人 工 单价 小 计 306.36 |1225.45| 0 |99.29 
未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 /元 1631.1 
材 Танат 
料 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 -| 数量 | 单价 /元 单价 ñ 
/元 -| 价 /元 
费 /元 
明 其 他 材料 费 = |1225.45| - 0 
细 材料 费 小 计 一 |22545| 一 | 0 
工程 名 称 ; 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : (12-6-12) 
mey | тт 
项 目 编码 031301017001| 项目 名 称 | ая Мет 项 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 
定额 编号 | 定额 项 县 名 称 机 械 | 管理 费 š РТ 管理 费 
费 | 和 利润 人 工 费 | 材料 费 Т? 
脚手架 搭 拆 费 (给 排 
ВМ140 | 水、 采暖 、 燃气 工程) 159.56 |478.69| 0 |51ЛІ 
脚手架 搭 拆 费 
ВМ54 (自动 化 控制 108 | 325| 0 | 035 
仪表 安装 工程 ) 
脚手架 搭 拆 费 
BM200 ( 刷 油 工程 ) 6677| 0 0 |21.64 
脚手架 搭 拆 费 
BM202 (绝热 工程 ) 1428| 0 0 |4628 
人 工 单价 小 计 370.21 |481.94| 0 |119.98 
未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 /元 972.13 
М 合 价 |A lasa 
Ë, 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | ,一 | 单价 | ， 一 
/元 _ | 价 /元 
% /元 
明 其 他 材料 费 一 _ |481.95 0 
细 材料 费 小 计 一 [481.95 0 

















321 
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R127 ”分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


与 计价 SS 





























工程 名 称 ;， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 Ж: 
金额 /元 
号 其 中 
FE нав 综合 单价 | ай |а 
价 
С 
C.10 
安装 部 位 : 
Ws 
1 | 031001002001 26.85 | 3979.17 
д: АЖ 
2 | 031001002002 压 为 等 级 ж 36.04 6959.32 
ан, DN25 
4. 连 接 形式 ;螺纹 连接 | 
Тз ИУ: E 
д: 热 水 
3 | 031001002003 压力 等 级 : A 29.4 1502.34 
ке DN32 
4. 连 接 形式 : НЕ 
1. 安 装 部 位 : 室内 
2. 介 质 : 热 水 
4 | 031001002004 管 3. 规 格 、 压 力 等 级 : 1 33.58 1712.58 
接 钢管 、DN40 
4. 连 接 形式 ， 焊接 
1. 安 装 部 位 ， 室 内 
2. 介 质 : ЖЖ 
5 | 031001002005 3. 规 格 、 压 力 等 级 : Ra 41.19 2924.49 
接 钢 管 、DN50 
4. 连 接 形式 ， 爆 接 
w !: 丝 扣 铜 球阀 
6 | 031003001001 | % МОЙ. 34.96 1957.76 
7 | 031003001002 | 1% ГІЗІ Меша 43.02 1118.52 
ñ: DN25 
ыы : ӨЗІНІКІ 
в | 031003002001 | : DN40 153.14 | 15314 
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3. 连 接 形式 : 螺纹 连接 
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给 排水 、 采 暖 工 程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 、 






































工程 名 称 : 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 续 表 
金额 /元 
号 Ж 其 中 
序号 | ”项 目 编码 ”| 项 目 名 称 | ”项 目 特征 描述 PF 
综合 单价 合 价 暂 估 
价 
‚ |. 类 型 : EA 
9 | 031003002002 2. 材 质 : DN40 187.33 374.66 
3. 连 接 形式 : 螺纹 连接 | 
1. 型 号 : TZY-6-8 
2 .安装 方式 : RARA 
铸铁 散 安装 方式 : 成 组 安装 | | 
10 | 031005001001 热 器 9.85 8766.5 
11 | 031003005001 aa 59.33 118.66 
HEN š І 
12 | 030601001001 | 温度 仪表 |2 30.86 61.72 
13 | 030601002001 | 压力 仪表 89.27 178.54 
LARE: MAE 
М: 焊接 
14 | 031002003001 套 管 чыш 22.76 364.16 
15 | 031002003005 ен 24.93 99.72 
16 | 031002003002 ЕЕ 23.66 5323.5 
17 | 031002003003 Ен 2419 145.14 
18 | 031002003004 жж ws Да 26.46 211.68 
š "О BJ: DN50 ў < 
4 .填料 材质 : 石棉 水 
1. аи 三 级 
19 | 031201001001 | 管道 刷 油 12 348.55 
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| 
工程 名 称 ; 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 标 段 : 续 表 
金额 /元 
序号 | ”项目 编码 | 项 目 名 称 | 。 项 目 特征 描述 | 计量 rem н 
综合 单价 | Ай 暂 估 
价 
1. 绝 热 材料 品种 : 泡沫 
i 玻璃 瓦 块 , 外 缠 玻 璃 丝 
20 | 031208002001 | 管道 绝热 422. 2638.54 | 1899.75 
.绝热 厚度 : 
ЖЗ: 
21 | 031201004001 и. ығ 542 1208.06 
(r ih > 
22 | 031009001001 na 163141 1631.1 
saiit] l 41039.06 
mema] JAN | 
23 | 031301017001 NTR x № 1 97213 | 97213 
搭 拆 
分 部 小 计 Е 972.13 
АУ - 42011.19 





x< Tm 








本 工作 任务 主要 内 容 为 给 排水 工程 < pea 


价 方法 ， 以 典 道 工作 项 目 为 载体 ， 通 过 对 未 工作 任务 的 学 


暖 工程 工程 量 清单 和 工程 量 清单 报价 的 能 


Е: 








， 应 具备 编制 给 排水 、 采 


ІЛЕ 











请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 对 下 面 了 
(1) 按照 现行 的 《 通 
分 项 工程 量 清单 。 























[ 程 案 例 完 成 如 下 任务 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 К, ИН 4 


(2) 按照 湖北 省 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 和 2013 版 《 湖 











北 省 建筑 安装 工程 费 
(3) 1... 




















( лл ы 
案例 4: 工作 任务 3 КК 
案例 2: 工作 任务 4 н “检查 评估 ” 








定额 》 等 计价 资料 编制 招标 控制 价 工 程 量 清单 综 





合 单价 分 析 表 。 


енен жаным 公 楼 给 排水 工程 。 
”中 某 单位 办 公 楼 采暖 工程 。 









工作 任务 13 
ee 


消防 工程 的 工程 量 : 
清单 编制 与 清单 计价 


能 力 目标 ЖАН 





知识 目标 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良 好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 








二 建筑 安装 工程 计量 与 计价 NN 


13.1 布置 工作 任务 


根据 本 书 “ 工 作 任务 5” 中 的 某 活动 中 心 消火栓 和 自动 喷 水 系统 工程 提供 的 图 样 及 其 
工程 概况 说 明 、 工 程 量 计算 书 ( 表 5-5、 表 5-7)， 完 成 下 列 任务 。 

(1) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 J， 编 制 该 工 
程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

(2) 按照 湖北 省 现行 的 2013 版 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》， 编 
制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 

(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 



































, Ж» 
13.2 AR Y. h 
13.2.1 消防 工程 的 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 у 
Б чы 
1 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 у 
本 节 共 设置 五 个 分 部 、52 个 分 项 竺 入 入 目 ， 具 体内 容 详 见 《通用 安装 工程 工程 是 计算 
规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 J。 .> x 
2， 相 关 问 题 及 说 明 т Ç I „Ҳа A 
а) жкм. VA 
O ЖЫКЫ. ZAIREN 1.5m 处 为 分 界 点 ， 如 入 口 处 设 
ШП, шу, E A E АЕ РА ТТІ 


© 220 给 水 管道 室内 外 界限 划分 以 建筑 物 外 墙 皮 1.5m 处 为 分 界 点 ， 如 入 口 
处 设 阀门 时 ， 以 阀门 为 分 界 点 。 


@ 市 政 管道 的 划分 :以 与 市 政 给 水 管道 的 碰头 点 ( 井 ) 为 界 。 

(2) 消防 管道 如 需要 进行 探伤 , 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856—2013) 
附录 HH 工业 管道 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(3) 消防 管道 上 的 阀门 、 管 道 及 设备 支架 、 套 管制 作 安装 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 
量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 K 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(4) 本 章 管道 及 设备 除 锈 、 刷 油 、 保 温 除 注 明 者 外 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计 算 
规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 М 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(5) 消防 管道 措施 项 目 , 除 注 明 者 外 , 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50856 
一 2013) 附 录 N 措施 项 目 相关 项 目 编码 列 项 。 
13.2.2 工程 量 清单 项 目 注解 

1. 水 灭火 系统 (项 目 编码 030901) 

(1) 水 灭火 管道 工程 量 计算 ， 不 扣除 阀门 、 管 件 及 各 种 组 件 所 占 长 度 ， 以 延长 米 计算 。 
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(2) 水 喷 淋 ( 雾 ) 喷 头 安装 部 位 应 区 分 有 吊顶 、 无 吊顶 。 

(3) 报警 装置 适用 于 湿式 报警 装置 、 干 湿 两 用 报警 装置 、 电 动 南 淋 报警 装置 、 预 作 
报警 装置 等 报警 装置 安装 。 报 警 装 置 安装 包括 装配 管 ( 除 水 力 警 铃 进 水 管 ) 的 安装 ， 水 力 警 
铃 进 水 管 并 入 消防 管道 工程 量 。 

O 湿式 报警 装置 包括 内 容 : 湿式 阀 、 蝶 阀 、 装 配 管 、 供 水 压力 表 、 装 置 压力 表 、 试 验 
阀 、 泄 放 试验 阀 、 泄 放 试验 管 、 试 验 管 流 量 计 、 过 滤器 、 延 时 器 、 水 力 警 铃 、 报 和 警 截止 阀 、 
漏斗 、 压 力 开 关 等 。 
© 干 湿 两 用 报警 装置 包括 内 容 : WAR RE RRE IMER MERER H 
水 压力 表 、 试 验 阔 、 泄 放 试 验 疼 (湿式 、 干 式 )、 找 性 接头 、 泄 放 试验 管 、 试 验 管 流 量 计 、 
排 气 阀 、 截 止 阀 、 漏 斗 、 过 滤器 、 延 时 器 、 水 力 警 铃 、 压 力 开 关 等 。 
et nt he 

TON 
















































































Ж. WER, EKR EER BRER, НЕК. FA Жы, Ж, Ж 


力 开关 、 过 滤器 、 水 力 警 铃 等 。 ` 
Ф ВНЕ KERROT нен. кии} Ды. азн, аин. ки, 
EKAN, ШЕ, ШЇ, RERE, ИОК, ЗЕСТ, PKR, EHK, 
щш, ЖЕЙ. алатын. ШЛУ МӨ. ЖУУНУ. 

O шлзокалан, CRAKEAR. ГИШИ. W тт, 43.84: 
部 内 容 的 安装 。 ХХ I 

(5) ЖӘЕ, өй Je, енімен t Е Зайир Жаныш 
管 及 排水 管 安装 ， 其 工程 量 并 从 消防 管道 。 ЖЖ 

(6) SANAE, DENIER, MAKE ы 
防 按钮 ， 沙 地 式 消火栓 箱包 括 箱 内 手提 灭火 器 SN、 

(7) 室外 消火栓 合 变 装 方式 分 地 上 式 冤 地 不 式 ， 地 上 式 消火栓 安装 包括 地 上 式 消火栓 、 
ET 
栓 三 通 。 

O 消防 水 硝 接 合 器 ， 包 括 法 兰 接管 及 弯 头 安装 ， 接 合 器 井 内 阀门 、 弯 管 底座 、 标 牌 
等 附件 安装 。 

(9) 减 压 孔 板 若 在 法 兰 盘 内 安装 ， 其 法 兰 计 入 组 价 中 。 

(10) 消防 水 炮 ， 包 括 普通 手动 水 炮 、 智 能 控制 水 炮 。 

2. 气体 灭火 系统 (项 目 编码 030902) 

(1) 气体 灭火 管道 工程 量 计算 ， 不 扣除 阀门 、 管 件 及 各 种 组 件 所 占 长 度 ， 以 延长 米 计算 。 

(2) 气体 灭火 介质 ， 包 括 七 氟 丙 烷 灭火 系统 、1G541 灭火 系统 、 二 氧化 碳 灭火 系统 等 。 

(з) 气体 驱动 装置 管道 安装 ， 包 括 卡 、 套 连接 件 。 

(4) 贮存 装置 安装 ， 包 括 灭火 剂 存储 器 、 驱 动 气 瓶 、 支 框架 、 集 流 阀 、 容 器 闪 、 单 向 
闪 、 高 压 软 管 和 安全 间 等 贮存 装置 和 闪 驱 动 装置 、 减 压 装置 、 压 力 指示 仪 等 。 

(5) 无 管 网 气体 灭火 系统 由 柜 式 预制 灭火 装置 、 火 灾 探 测 器 、 火 灾 自 动 报警 灭火 控制 
器 等 组 成 ， 具 有 自动 控制 和 手动 控制 两 种 启动 方式 。 无 管 网 气体 灭火 装置 安装 ， 包 括 气 瓶 
柜 装 置 (内 设 气 瓶 、 电 磁 阀 、 喷 头 ) 和 自动 报警 控制 装置 (包括 控制 器 ， 烟 、 温 感 ， 声 光 报警 
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器 ， 手 /自动 控制 按钮 ) 等 。 
3 泡沫 灭火 系统 (项 目 编码 030903) 
(1) 泡沫 灭火 管道 工程 量 计算 ， 不 扣除 阀门 、 管 件 及 各 种 组 件 所 占 长 度 ， 以 延长 米 
法 兰 、 单 体 调试 及 配合 管 


计算 。 
(2) 泡沫 发 生 器 、 泡 沫 比例 混合 器 安装 ， 包 括 整体 安装 、 焊 法 兰 
道 试 压 时 隔离 本 体 所 消耗 的 工料 。 
(3) 泡沫 液 贮 饶 内 如 需 充 装 泡沫 液 ， 应 明确 描述 泡沫 灭火 剂 品种 、 规 格 。 
4. 火灾 自动 报警 系统 (项 目 编码 030904) 
(1) 消防 报警 系统 配 管 . 配 线 、 接 线 盒 均 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 XGB 50856 
一 2013) 附 录 D 电气 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 — ГА 
(2) 消防 广播 及 对 讲 电话 主机 包括 功放 、 录 音 机 、 қа JE Ж ЖЖ. 
(3) 点 型 探测 器 包括 火焰 、 烟 感 、 温 感 、 NA 气体 探测 器 等 
5， 消 防 系 统 调试 (项 目 编码 030905) A N 
(1) 自动 报警 系统 ， 包 括 各 种 探测 器 、 өті. а 报警 控制 器 、 消 防 广播 
消防 电话 等 组 成 的 报警 系统 ， 按 不 同 点 数 以 系 计算 。 
(2) 水 灭火 控制 装置 ， БЕШ ЕЗ 流 指示 器 数量 以 点 ( 支 路 ) 计 算 ; 消火栓 系统 按 
消火栓 启 泵 按钮 数量 以 点 计算 ; NO 十 算 。 
(3) 防火 控制 装置 ， 包括 动 防火 门 、 ШАРЫ ӘЖІМ. ЧЕ , ІШ УІН 
、 消 防 电梯 等 防火 控 装置 电动 防火 门 、 5; 1. EKRAR, НЕЛИ ВЈ. DiE 









4 1 间 等 调试 以 个 计算 消防 电梯 以 部 计算 。 < N 
统 调试 ， miai; (10541. 二 氧化 碳 等 组 成 的 灭火 系统 ; 按 气 体 


(4) 气体 灭火 系 
人 




















13.3 工作 任务 实施 
[ 程 量 计算 书 ( 表 5-5 MK 5-7)， 按 现行 的 《通用 安装 
[ 程 量 清单 ( 表 13-1 


[ 作 任 务 5” 中 的 了] 
程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 J， 编 制 该 工程 分 部 分 项 了 











(1) 根据 本 书 “ 了 
说 明 : 本 工程 消防 管道 上 的 阀门 、 套 管制 作 安装 ， 按 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 


和 表 13-2). 
(СВ 50856— 2013) 9 К 中 的 相关 项 目 编码 列 项 
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#131 消火栓 系统 分 部 分 项 工程 量 清单 及 计价 表 






























工程 名 称 ， 某 活动 中 心 消火栓 系统 标 段 : 
? | 项 目 编码 | явав 项 目 特征 描述 Z [же | aa Е 
单价 |” 暂 估 价 
整个 项 目 
1 |030901002001| 消火栓 钢管 149.65 
5. 静 水 压力 试验 、 试 验 压力 为 | 
0.675MPa 
1. 室 内 
2 .焊接 钢 管 DN80 
纹 连接 
2 |030901002002| 消 火 栓 钢管 жч 77.35 


I4. 热 镀 锌 钢管 
5. 静 水 压力 试验 、 试 验 压 为 为 


1. 地 上 式 
‚12.565 普通 消火栓 
"этот Ж —>Ж,25т 长 衬里 麻 






з |030901010001| 室 





















































2 
4 |031003001001| #2081) 3 
5 |031002003001 l 
6 |031002003002 7 
7 |03100200300 Ж“ 7 
БЕТТ! 
8 (031002001001 管道 支架 |. 129.93 
分 部 小 计 
本 页 小 计 
A it 
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===] 
表 13-2 自动 喷 淋 系统 分 部 分 项 工程 量 清单 及 计价 表 
工程 名 称 ; 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 标 段 : 
金额 /元 
F| 项目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 | 综合 |a EE 
号 暂 估 
单价 | 价 
价 
整个 项 目 
1 |030901001001| 水 喷 淋 钢管 170.5 
2 |030901001002| ”水 喷 淋 钢管 29 
验 ， 压 力 4.AMPa 
MË DN70 
з |030901001003| ”水 喷 淋 钢管 Fk: 35 
试验 ， 压 力 1.4МРа 
4 |030901001004| 水 喷 淋 钢管 62 
压力 1.4MPa 
锌 钢管 DN40 
5 |030901001005| ”水 喷 淋 钢管 ”|3. 螺 纹 连 接 112.5 
АЗЕ РЕ 
试验 ， 压 力 1.4MPa 
6 |030901001006| КК 4314 
5. 静 压 水 试验 ， 压 力 1.4МРа 
1. 室 内 
2 . 镀 锌 钢管 DN25 
7 |030901001007| 水 喷 淋 钢管 ”|3. 螺 纹 连 接 656.35 
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5. 静 压 水 试验 ， 压 力 1.4MPa 

















工作 任务 13 77, 





消防 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 AN 












































工程 名 称 : 某 活 动 中 心 自动 喷 淋 系统 标 段 : 续 表 
金额 /元 
序 РРА 计量 а 其 中 
21 项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 描述 x | 工程 量 | 综合 [а 
号 单位 暂 估 
单价 | 价 
价 
8 |030901003001) KTERE ESk 368 
9 |030901006001| 水 流 指示 器 个 3 
中 压 齿 轮 、 液 压 4 
10 0308080040012 уг i 3 
11 |030901004001| ”报警 装置 组 1 
12 |030901008001| 末端 试 水 装置 组 3 
з |030901012001 消防 水 泵 接合 器 |、 Е 2 
14 |031002003001 套 管 Я l 
15 |031002003002| жн T 6 
16 [031002003003 个 4 
17 |031002003004| 套 管 ~ 1 
18 |031002003003| 套 管 1 
19 |031002003006 жн i 2 
20 [031002003007] ER * 2 
LR 
2 
21 03100300100] REN] жыш 4 3 
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=] 
THRE: Жо АЊА: 23244 续 表 
金额 /元 
计量 其 中 
序 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 | 工程 量 | sa |a EE 
号 单位 暂 估 
单价 | 价 
价 
22 |031003001002] ”螺纹 阀门 ІР 3 
4. 螺 纹 连接 
水 灭火 控制 装置 | ， РЕ 
23 [030905002001 тс: 自 喷 7] 368 
调试 
24 (03100200100 ”管道 支架 T 形 架 kg |2193.28 
жән |00,5” 
mema |, | 
я | 0/7 | 
AIVE 
& ` iH 


(2) 按照 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》， 编 制 工程 量 清单 综 
合 单价 分 析 表 ( 表 13-3 和 表 -13-4)， 并 完成 本 分 部 分 项 工程 清单 计价 ( 表 13-5 一 表 13-7)。 
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#133 消火栓 系统 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 





工程 名 称 ， 菜 活动 中 心 消火栓 系统 标 段 : (13-3-1) 
项 目 编码 030901002001| 项 目 名 称 | 消火栓 钢管 15 т Же 149.65 
м. 里 





















тш I >= 
е 定额 项 目 名 称 жып Ат | 材料 oume farse 
Л ТА 
t 21 TEJP 
мкін | w | w amu 
(ТТЕ 
С10-539 100m | 0.01 | 47.07 |25.33| 0 |15.26| 0.47 | 0.25 0 0.15 






(100mm 以 内 ) 

室内 管道 安装 焊接 钢管 (螺纹 | 

连接 ) 公称 直径 (80mm 以 内 ) 
人 工 单价 










СІ0-191 


Л 














技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 /元 44.07 
КЕСІК 
ERMEE MESA | 数量 | A ГЕНЫ 
/元 | = 价 /元 
/元 
ЕЕ 2400 FKJ 0.021 | 85 |1.79 
H 氧气 L: |0024 2.5 | 0.06 
料 LHA | kg |0009 17.8 | 016 
费 聚 四 氟 乙 烯 生 料 带 | m |14525 0.25 | 0.36 
BJ] 水 | + |0105 3.15 | 0.33 
细 机 油 | kg |0014 9.92 | 0.14 


1.02 | 3.86 | 3.94 
| 个 |0354 24.78 | 8.77 
其 他 材料 费 = |018|- 
材料 费 小 计 = |1573) — 
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=== 
工程 名 称 : 某 活动 中 心 消火栓 系统 标 段 : (13-3-2) 
项 目 编码 Жж | 工程 量 | 13 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
编号 | 。 定额 项 目 名 称 。 | 单位 | 数量 Ara 材料 | 机 械 | 费 和 Armina |Ë t 
费 | 费 利润 和 利润 
室内 消火栓 安装 公称 ББ 
C9-82 | 直径 (65mm 以 内 ) 单 检 套 1 |75.13 | 15.61| 0.71 | 24.58| 75.13 | 15.61 | 0.71 | 24.58 
人 工 单价 小 计 75.13 | 15.61 | 0.71 | 24.58 
技工 92 Ju LH: WT 60 ж/ Т.Н 未 计价 材料 费 500 
清单 项 目 综合 单价 /元 616.03 
ОРА Ja 单价 | 合 价 | 暂 估 单 | 暂 估 合 
要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 б | /元 | 价 元 | e 
砂轮 片 $ 400 85 | 3.23 
木材 一 级 红 白松 
明 棉纱 头 6 |06 
细 室内 消火栓 500 
I 其 他 材料 费 = | 225 — 0 
材料 费 小 计 




















定额 a 07 Tam пер papa мер 
к, 定额 项 目 名 称 Р -gp | 材料 | 机械 管理 费 
编号 M| ш | [южн 


镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 公称 直 





бг 径 (100mm 以 内 ) 
C9-50 自动 喷 水 灭 火 系 统管 网 水 冲 


洗 公称 直径 (100mm 以 内 ) 
人 工 单价 

























































技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 23.6 
清单 项 目 综合 单价 /元 66.62 
| . “РАНЫ 2 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | /元 | 单价 价 /元 
/元 
5 砂轮 片 $400 片 |0.028| 85 | 238 
т 水 t |0.481| 3.15 | 152 
明 电焊 条 结 422 032 kg |0.002| 6.5 | 0.01 
细 镀 锌 钢管 т |1.02| 4.47 | 4.56 
i 镀 锌 钢管 接头 零件 个 |0.519 | 36.694 | 19.04 
其 他 材料 费 = |1371 0 
材料 费 小 计 一 _|28.88| 一 0 
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工程 名 称 : 某 活动 中 心 自 动 喷 淋 系统 12124 (13-4-2) 
项 目 编码 030901003001| ”项 目 名 称 水 喷 淋 ( 筋 ) 喷 头 m T т 368 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 EA 单价 /元 合 价 /元 
， | 定额 项 目 名 称 F ,# | 管理 费 е к 机 械 | 管理 费 
编号 人 工 费 | 材料 费 | РТ Ға ТТ 








ЖАСЫ 


头 安装 公称 
29- е 0 个 l. .73 | 36. y ў * Қ а Я 
C9-53 直径 (lsmm 以 | 0.1 117.73 | 36.29 | 4.48 39.61 11.77 3.63 | 0.45 | 3.96 
内 ) 无 吊顶 





























人 工 单价 小 计 11.77 | 3.63 | 0.45 | 3.96 
技工 92 Ju TH: 普 工 ЖҮНІ т 
60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 15.15 













清单 项 目 综合 单价 /元 
ИЧ 


主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 价 /元 



















材 /元 

рі 砂轮 片 $400 85 | 045 

5 ШЕНІНЕ DN25 

细 喷头 1.01 15 15.15 
其 他 材料 费 шаш 0.54 | 一 0 
材料 费 小 计 = 1878 | 一 0 

































Г: HEND АК 标 段 : (13-4-3) 

项 目 编码 030901006001 水 流 指示 器 га + 8 3 

合 甫 价 组 成 明细 

定额 定额 单价 /元 合 价 /元 
EM | 定额 项 目 名 称 | Ж ЖШ m| 管理 费 | | 机 械 | amin 
编号 ,位 费 | 材料 费 | 机械 ГТ Шегі 
编 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 

水 流 指示 器 安 

45 螺纹 ; 

сөз | 装 螺纹 连接 | 个 | 1 | 18837 |14675| 3.03 | 6204 | 18837 | 146.75 | 3.03 | 6204 


公称 直径 
(100mm 以 内 ) 






































人 工 单价 小 计 188.37 | 146.75 | 3.03 | 62.04 
НЕ 
ан 未 计价 材料 费 530 
清单 项 目 综合 单价 /元 930.19 
ЕГЕ 
H 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 价 /元 
料 im 
% 砂轮 片 $ 400 片 0.114 85 9.69 
明 水 流 指 示 器 Ж 1 530 530 
ЕШ 其 他 材料 费 一 |17o6| 一 | 0 
材料 费 小 计 = |676Л5) = 0 











335 Ñ 








工程 名 称 ; 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 


建筑 安装 工程 计量 与 计价 
=== 


标 段 : 


(13-4-4) 





中 压 齿 轮 、 液 压 传 






















































































































而 1 ji 个 - 
项 目 编码 030808004001| ”项 目 名 称 动 、 电 动 阀门 | 单位 i E 3 
清单 综合 单价 组 成 明细 
| 单价 /元 | 合 价 /元 
‚ | 定额 项 目 名 称 | „| 数量 P қ 管理 费 ғ ы 机 械 | 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 
阀门 安装 电 
ӘҢ 公称 直 
C10-709| 径 (gomm 以 个 1 78.96 |153.94| 28.28 | 34.76 | 78.96 | 153.94 |28.28| 34.76 
内 ) 
人 工 单价 小 计 78.96 | 153.94 | 28.28| 34.76 
技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 дей е 
605719 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 /元 295.94 
材 , T wna 
料 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 /元 | 单价 
- | 价 /元 
费 /元 
明 其 他 材料 费 153.94 | 一 0 
细 材料 费 小 计 15394| 一 | 0 
ГА: 某 活 动 中 心 自动 喷 淋 系统 В: (13-4-5) 
ТИ Tin 
项 目 编码 030901004001] ”项 目 名 称 报警 装置 5 Б Fa 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
R ; 单价 /元 合 价 /元 
定额 |, ЗЕЙ ша “ Te 
күлі ЖЛЕ ЖІ „| 数量 p | Гар э] ык] ЗИ | 管理 费 
编 单位 ATA Инин кыы | Ат ымырт 
湿式 报警 装置 
安装 公称 直 
C9-57 | 径 (100mm 以 组 1 |511.98 |429.39| 39.22 | 178.64 | 511.98 | 429.39 |39.22| 178.64 
内 ) 
人 工 单价 小 计 511.98 | 429.39 |39.22 | 178.64 
技工 9 л/Т.Н. #1. kankapa 
60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 2884.48 
清单 项 目 综合 单价 /元 4043.71 
| ЖИН аа 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 价 /元 
材 元 | 
料 砂轮 片 $400 片 0.49 85 | 41.65 
费 电焊 条 结 422 $3.2 kg 0.564 6.5 3.67 
2) 湿式 报警 装置 套 1 2800 | 2800 
ЕШ 平 焊 法 兰 А 22 384 | 8448 
其 他 材料 费 一 |384.08| 一 0 
材料 费 小 计 ==. 1|3313:87|. == 0 
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工程 名 称 ， 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系 统 标 段 : (13-4-6) 
项 目 编码 030901008001| ”项 目 名 称 末端 试 水 装置 T 组 3 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ртт тта 单价 /元 | 合 价 /元 
站 | 定额 项 目 名 称 | „| 数量 ва Ент МЕНЯ [管理 费 
编号 单位 кй ин нн ATA |н”, | 和 利 泪 





末端 试 水 装置 
C9-79 | 安装 公称 直径 | 组 1 111.98 | 46.08 | 229 | 37.04 | 111.98 | 46.08 | 2.29 | 37.04 
(25mm 以 内 ) 


















































人 工 单价 小 计 111.98 | 46.08 | 2.29 | 37.04 
未 计价 材料 费 707 
清单 项 目 综合 单价 /元 268.09 
TIPS 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 | Q n 
ы /元 价 /元 
费 砂轮 片 $400 85 5.44 
ІҢ 阀门 35 70.7 
细 其 他 材料 费 = |40.64 | 一 | 0 
材料 费 小 计 -- |1678) = 0 
工程 名 称 : 某 活 动 中 心 自动 喷 淋 系统 Ві» (13-4-7) 
项 目 编码 ШЕ g TE] z 





тт 合 价 /元 
EAN | 定额 项 目 名 称 кй | 管理 费 | 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 | 管理 旨 
编号 和 利润 ам | 材料 费 | 费 | 和 利润 




















消防 水 泵 接合 









































C9-101 | 器 安装 地 下 | Ж 138.56 | 93.92 | 9.02 | 47.83 
式 DN100 
人 工 单价 小 计 138.56 | 93.92 | 9.02 | 47.83 
72. 普 工 未 计价 材料 费 1200 
清单 项 目 综合 单价 /元 1489.33 
таратты 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 | ,一 
材 = 价 /元 
料 砂轮 片 $400 片 | 0057 | 85 | 485 
& 电焊 条 结 422 932 kg | 0221 | 65 | 144 
细 消防 水 泵 接合 器 套 1 | 1200 | 1200 
其 他 材料 费 | — [sa | — | o 
材料 费 小 计 — |1293.92| 一 0 
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Елеш 
工程 名 称 ， 某 活动 中 心 自动 喷洒 系统 в. (13-4-8) 
项 目 编码 031002003001) ”项 目 名 称 套 管 е * Fi 1 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ЖӨ мина ЖМ 数量 нт == А наған 
编号 2 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 





刚性 防水 套 管 
C8-2912| 制 作 公称 直径 | 个 1 82.94 | 55.42 | 26.78 | 35.56 | 82.94 | 55.42 |26.78| 35.56 
(125mm 以 内 ) 












































人 工 单价 小 计 82.94 | 55.42 |26.78| 35.56 
азр SET 
т 未 计价 材料 费 32.65 
清单 项 目 综合 单价 /元 233.35 
暂 估 | 暂 估 合 
材 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 | 价 
料 /元 /元 
费 电焊 条 结 422 63.2 65 | 4.68 
明 焊接 钢管 8.35 3.91 | 32.65 
细 其 他 材料 费 一 | s074| 一 | o 
材料 费 小 计 = |8807) - 0 
Г: 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 2324 (13-4-9) 







项 目 编码 031002003002| ”项 目 名 称 


清单 综合 单价 维 成 明细 
单价 /元 






























































МАГ ЖО gm ии], _ ЧЕТТ 
88 单位 ааа лам 
С10-614] у. 7 4 д 不 1 10.72 32.37 15.62 | 0.69 | 10.72 
(150mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 32.37 | 15.62 | 0.69 | 10.72 
1... 未 计价 材料 费 117 
清单 项 目 综合 单价 /元 60.57 
| ‚ | | та 
н 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 / 元 | 单价 | 价 /元 
料 /元 
费 电焊 条 结 422 63.2 kg 0.02 6.5 0.13 
明 焊接 钢管 m 0.3 3.91 1.17 
ЕШ 其 他 材料 费 - | 1549 | 一 
材料 费 小 计 == 16.79 | 一 0 
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工程 名 称 ; 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系 统 标 段 : (13-4-10) 
项 目 编码 031003001002] ”项 目 名 称 螺纹 阀门 T Ж ШЕ 3 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 кл | Sm 
жы | 定额 项 目 名 称 | | 数量 „| 管理 费 ы | 机 械 | 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 拷 料 费 | 机 械 费 | 和 利润 | 人工 费 | 材料 费 | оь | 和 利润 





阀门 安装 螺 
КЮ 公称 直 个 


























C10-635| 径 (100mm 以 1 53.77 |101.17| 0 17.43 | 5377 |101.17| 0 | 1743 
内 ) 
人 工 单价 小 计 5377 | 101.17| 0 | 17.43 
技工 92 元 / 工 日 ; 普 工 айры 
60 元 /日 未 计价 材料 费 656.5 
清单 项 目 综合 单价 /元 828.87 
ИЕ) ыл 
M E 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 x | 单价 /元 | 合 价 /元 | ит | TES 
料 ж 价 /元 
螺纹 阀门 DN100 656.5 
细 ЖИ 10117] 一 0 
材料 费 小 计 75767| 一 0 
[ 程 名 称 ， 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 ` (13-4-11) 


项 目 编码 368 














合 价 /元 
ШДЕТ 
2 ин ° 





38.1 1.15 | 1.83 | 12.94 














































Ат. 单价 小 计 38.1 1.15 | 1.83 | 12.94 
高 级 技工 138 元 / 工 日 : 
技工 92 元 / 工 日 ， 普 工 未 计价 材料 费 0 
60 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 /元 54.02 
材 暂 估 эб 
т 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 / 元 | 单价 | 价 /元 
费 /元 
明 其 他 材料 费 15|- 0 
材料 费 小 计 1.15 
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ee 
工程 名 称 : 某 活 动 中 心 自动 喷 淋 系统 标 段 : (13-4-12) 
项 目 编码 031002001001| ”项 目 名 称 管道 支架 Ше kg тн 2193.28 
PDL 里 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 定额 | „ 
定额 项 目 名 称 | 。,、| 数量 міс 机 械 | 管理 费 
编 Ж ў " 管 е 
号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 费 | 和 利润 
管道 支架 一 
C10-571 22 100kg| 0.01 | 648.36 |204.07 | 143.51 | 256.65 | 6.48 | 204 [1.44 | 2.57 
般 管 架 
人 工 单价 小 计 6.48 | 204 |144 | 2.57 
技工 92 元 / 工 日 : 普 工 РИА 
60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 4.06 












清单 项 目 综合 单价 /元 







































| КОНАК 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 价 /元 单价 价 /元 

材 /元 

ГІ 水 345 0 

% 电焊 条 结 422 3.2 6.5 0.35 

明 木材 一 级 红 松 3145 | 0.63 

细 型 钢 3.83 | 4.06 

>- 其 他 材料 费 = 106 | 一 0 











材料 费 小 计 
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#135 消火栓 系统 分 部 分 项 工程 量 清单 及 计价 表 
工程 名 称 ; 某 活动 中 心 消火栓 系统 БЕ: 
























号 项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 描述 综合 合 价 其 中 
单价 = 暂 估 价 
整个 项 目 
1. 室 内 
2 .焊接 钢管 DN100 
3 .螺纹 连接 





1 |030901002001| 消火栓 钢管 44.07 | 6595.08 





2 |o3090100200?| 消 火 栓 钢 管 | sx 44.07 | 3408.81 


5. 静 水 压力 
0.675MPa 
1. 地 上 式 
2.SN65 普通 消火栓 

3.19mm К 5 25m 长 衬里 | 
麻 织 水 带 一 条 
1.6 СІҢ 

2. 焊 接 钢 管 
3.DN100 
4. 螺 纹 连 接 
1. 钢 性 防水 套 管 
5 [031002003001] SSE |2. 焊 接 钢 管 
















3 、 试 验 压力 为 





3 |030901010001| 室 内 消火栓 616.03 | 8008.39 







4 |031003001001| 螺纹 阀门 172.37 | 517.11 







233.35 | 233.35 
6 |031002003002] ҒҒ 60.57 | 423.99 


7 031002003003] E% 7 | 32.08 | 224.56 





8 [031002001001] 管道 支架 129.93| 16.59 | 2155.54 






































分 部 小 计 21566.83 
措施 项 目 
分 部 小 计 
本 页 小 计 21566.83 
合计 21566.83 


Ж: 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “其 中 : 定额 人 工 费 ”。 
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#136 自动 喷 淋 系统 分 部 分 项 工程 量 清单 及 计价 表 

















工程 名 称 ， 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 HR: 
金额 /元 
项 目 编码 项 目 名 称 工程 量 | 综合 Ре Е 
号 合 价 暂 估 
单价 
价 
整个 项 目 
1 |030901001001 水 喷 淋 钢管 170.5 | 66.62 | 11358.71 
2 |030901001002 水 喷 淋 钢管 29 | 62.26 | 1805.54 
(50 „МЈ 
2.0564 DN70 
туту .螺纹 连接 
3 |030901001003 水 喷 淋 钢管 кетет 35 58.78 2057.3 
5-0 Жад, E7 
2. Қамы DN50 
4 |030901001004 Кийми 62 | 43.93 | 2723.66 
压力 
АТА 3 .螺纹 连接 
5 |030901001005 水 喷 淋 钢管 КЕТТІ 112.5 | 40.52 | 4558.5 
5. 静 压 水 试验 ， 压 力 | 
6 |030901001006 水 喷 淋 钢管 431.4 | 34.37 | 14827.22 
as |3. 螺 纹 连 
7 |030901001007 水 喷 淋 钢管 woi 656.35 | 31.44 | 20635.64 














5. 静 压 水 试验 ， 
1.4МРа 
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工程 名 称 ; 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 续 表 
金额 /元 
序 其 中 
o| 项 目 编码 项 目 名 称 综合 ba 
号 合 价 暂 估 
单价 
价 
8 |030901003001| ”水 喷 淋 ( 雾 ) 喷 头 34.96 | 12865.28 
9 |030901006001 水 流 指示 器 Ж 930.19 | 2790.57 
LASAN 
PEH 液压 传动 ,|2. 

з i .82 

10|030808004001 电动 阀门 295.94 | 887.8 
ГТП KA, 
11 [030901004001 报警 装 наваи P 4043.71| 4043.71 
ni. 025 
12|030901008001|) ”末端 试 水 装置 о 螺纹 组 268.09 | 804.27 
1 [030901012001] 消防 水 硝 接 合 器 ` Š 1489.33| 2978.66 
.刚性 防水 套 管 

14|031002003001 套 管 2. 焊 接 钢管 23335| 233.25 
15 [031002003002 套 管 60.57 363.42 
16|031002003003 Ен 4276 | 171.04 
17 |031002003004 套 管 42.76 42.76 
18|031002003005 套 管 22.01 22.01 
19 |031002003006 22.01 44.02 
20 |031002003007 22.01 44.02 
21 1031003001001 螺纹 阀门 420.83 | 1262.49 
22|031003001002 螺纹 阀门 828.87 | 2486.61 
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工程 名 称 : 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 标 续 表 
序 РЕМ жа. 其 中 
Ж š 综合 
号 | 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 | 工程 量 | 综合 ай |w 
单价 价 
23|030905002001| 水 灭火 控制 装置 调试 | 自 喷 点 | 368 | 54.02 | 1987936 
1. 钢 材 
24|031002001001 管道 支架 ШІ kg |2193.28| 16.59 | 36386.52 
分 部 小 计 | 143272.48 
措施 项 目 | 
分 部 小 计 | 
本 页 小 计 36386.52 
а t 143272.48 
jk: 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “其 中 : 定额 人 工 费 ” 
#137 ”自动 喷 淋 系统 单价 措施 项 目 清单 及 计价 表 
ГВ: 某 活动 中 心 自动 喷 淋 系统 124 
项 目 编码 项 目 名 称 金额 元 ей 备注 
通用 安装 工程 6554.32 
031302001001 | 安全 文明 施工 费 ----- 6115.11 
Бу 安装 下 程 人 工 费 + 安装 
安全 施工 
1 安全 施工 费 [ 程 机 械 费 2412.26 
к ЖЖ ТРА Эй | 安装 工程 人 工 费 + 安装 人 
保护 费 工程 机 械 费 e 
à ЖБТ NOT +З 
БН 
3 临时 设施 费 工程 机 械 费 2371.72 
031302002001 | 夜间 施工 增加 费 | | | 101.36 
安装 工程 人 工 费 + 安 装 
нет | 
4 夜间 施工 增加 费 工程 机 械 费 101.36 
031302004001 二 次 搬运 
031302005001 | 冬 雨 季 施 工 增加 费 250.01 
ü 安装 工程 人 工 
Ж =Й Т. Т 
1 冬 雨 季 施 工 增加 费 工程 250.01 
03B999 工程 定位 复 测 费 87.84 
EE 安装 工程 人 工 费 
1 工程 定位 复 测 费 工程 87.84 
合计 6554.32 
注 : 1.“ 计 算 基 础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ”“ 定 额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 





其 他 项 目 可 为 “定额 人 工 费 ” 或 “定额 人 工 费 + 定额 机 械 费 ” 
2. 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”的 数值 ， 也 可 只 填 “金额 ”数值 ， 但 应 
在 备注 栏 说 明 施 工 方案 出 处 或 计算 方法 。 
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` 





ГЕ ЮГ] 


本 工作 任务 主要 内 容 为 消防 工程 的 工程 量 清单 编制 和 工程 量 清单 计价 方法 ， 以 工 
作 项 目 为 载体 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 具备 编制 消防 工程 量 清单 和 工程 量 清单 


报价 文件 的 能 力 。 
ЕШ ШЕЖЕ OP | 


请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 对 下 面 工程 案例 完成 如 下 任务 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
(1) 按 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 J， 编 制 分 部 分 


项 工程 量 清单 。 y 
(2) 按照 湖北 省 现行 的 2013 版 i 1 саанан 编 


制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 <S 














(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 


( 主 材 单价 参考 当地 工程 造价 信息 网 ) р W 
的 “检查 评估 ” ЖАШ, 栓 和 自动 喷 淋 系统 。 





案例 ; 工作 任务 5 


45-555 





工作 任务 М 
ee 


工业 管道 工程 的 工程 量 
清单 编制 与 清单 计价 






知识 目标 能 力 目标 







ЖАН 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严谨 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 


(1) 掌握 工业 管 造 工 | >| 

程 工程 量 清单 编制 沪 活 ; 
0) 掌握 开业 管道 工 

程 工程 量 清单 计价 方法 








> 








\ 工业 管道 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 ООО 


14.1 工作 任务 布置 





根据 本 书 “ 工 作 任务 6” 中 的 某 工厂 油泵 车 间 工 业 管 道 安装 工程 提供 的 图 样 及 其 工程 
概况 说 明 、 工 程 量 计算 书 ( 表 6-D)， 完 成 下 列 任务 。 

(1) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 HH， 编 制 该 工 
程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

(2) 参照 现行 的 《湖北 省 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 和 2013 版 《湖北 省 建筑 
安装 工程 费用 定额 》 等 计价 资料 编制 指标 控制 价 的 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 

(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 ( 宇 材 单价 参考 当地 工程 造价 信息 网 。 ) 



































< М 
14.2 е е) 
14.2.1 туватентнавелавнда\ ` 
„ ҸӰ 
1. 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 I aX 
Za N 
本 节 共 设置 17 个 分 部 、129 пазене 14-1)， 具 体内 容 详 见 《通用 安装 工程 
工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 H. X 
2， 相 关 问 题 及 说 明 2002 A A 
严 à Y д 
(1) 工业 管道 工程 延 用 手 厂区 范围 内 的 车 间 。 装置 、 站 、 饶 区 及 其 相互 之 问 各 种 生产 
用 介质 输送 管道 入 区 第 一 个 连接 点 以 内 生产、 生活 共用 的 输送 给 水 、 Hk. Жақ. WA 

















— 557) > 
(2) 厂区 范围 内 的 生活 用 给 水 、 排 水 、 蒸 汽 、 燃 气 的 管道 安装 工程 执行 《通用 安装 工 
程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856—2013) К 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 安装 工程 相关 项 目 编码 
列 项 。 

(3) 工业 管道 的 压力 等 级 划分 范围 如 下 。 

低压 : 0<Р<1.6МРа. 
1.6 MPa <Р<10МРа. 

高 压 : 10 MPa <Р<42МРа. 

ЖЕКЖИН: Р>9МРа; 工作 温度 三 500'C 。 

(4) 仪表 流量 计 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 下 自动 
化 控制 仪表 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(5) 管道 、 设 备 及 支架 除 锈 、 刷 油 、 保 温 除 注 明 者 外 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计 
算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 M 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(6) 组 装 平台 搭 拆 、 管 道 防冻 和 焊接 保护 、 特 殊 管道 充气 保护 、 高 压 管道 检验 、 地 下 
管道 穿越 建筑 物 保护 等 措施 项 目 , 应 按 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 
附录 N 措施 项 目 相 关 项 目 编码 列 项 。 










































































зат “ММ 


с” айт н Бий МММ 





14.2.2 工程 量 清单 项 目 注解 
1. 管道 安装 工程 (项 目 编码 030801~030803) 


(1) 管道 工程 量 计算 不 扣除 阀门 、 管 件 所 占 长 度 ; 室外 埋设 管道 不 扣除 附属 构筑 物 ( 
所 占 长 度 ; 方形 补偿 器 以 其 所 占 长 度 列 入 管道 安装 工程 量 。 

(2) 衬里 钢管 预制 安装 包括 直 管 、 管 件 及 法 兰 的 预制 安装 及 拆除 。 

(3) 压力 试验 按 设 计 要 求 描述 试验 方法 ， 如 水 压 试验 、 气 压 试 验 、 泄 漏 性 试验 、 真 空 
试验 等 。 

(4) 吹 扫 与 清洗 按 设计 要 求 描述 吹 扫 与 清洗 方法 和 介质 ， 如 水 冲洗 、 空 气 吹 扫 、 若 汽 
吹 扫 、 化 学 清洗 、 油 清洗 等 。 

(5) 脱脂 按 设 计 要 求 描述 脱脂 介质 种 类 ， 如 二 毛 乙 烷 、 Z WRR 5077. 

















< 








丙酮 或 酒精 等 。 << 
2 管件 安装 工程 (项 目 编码 030804-030906) КМ ` 
(1) 管件 包括 弯 头 、 三 通 、 四 通 、 异 径 管 、 са жін. TEIM RSA ӘН E 


仪表 一 次 性 部 件 、 仪表 温度 计 扩 i 

(2) 管件 压力 试验 、 吹 扫 、 清 洗 рае 在 管道 安装 中 。 

(з) 在 主管 上 挖 眼 接管 的 三 通 和 兵制 蜡 径 管 ， 均 以 主管 按 管件 安装 工程 量 计算 ， 不 另 
计 制 作 费 和 主 材 费 ; т 管 径 小 于 主管 径 4/2 时 ， 不 计算 管件 安装 工程 量 ; 
在 主管 上 控 RRR RERU NG 配件 ， кебй ЕТЕ. 

(4) =й, П. МЕ СЕНЕН. А 

(5) 管件 用 法 兰 连接 2. к; нй, 

(6) “ЕЛ хе ГЕТРИ 处 焊 口 按 一 个 管件 计算 ， 外 套 碳 钢管 如 
аш 时 ， 焊 口 间 需 加 不 ae 每 处 焊 口 按 两 个 管件 计算 。 

3 阀门 安装 (项 目 编码 030807~030809) 


(Т) 减 压 阀 直 径 按 高 压 侧 计算 。 

(2) 电动 阀 包括 电动 机 安装 。 

(3) 操纵 装置 安装 包括 按 规范 或 设计 技术 要 求 计算 。 

4. 法 兰 安装 (项 目 编码 030810~030812) 

(Т) 法 兰 焊接 时 ， 要 在 项 目 特征 中 描述 法 兰 的 连接 形式 ( 平 焊 法 兰 、 对 焊 法 兰 、 翻 遍 活 
兰 及 焊 环 活动 法 兰 等 )， 不 同 连接 形式 应 分 别 列 项 。 

(2) 配 法 兰 的 盲 板 不 计 安 装 工程 量 。 

(3) 焊接 盲 板 ( 封 头 ) 按 管件 连接 计算 工程 量 。 

5， 板 卷 管制 作 工 程 (项 目 编码 030813) 

工程 量 计算 应 按 设计 图 示 制 作 直 管 段 长 度 ， 折 算 其 质量 以 “t” 为 单位 计量 。 

6. 管件 制作 工程 (项 目 编码 030814) 

管件 包括 : 弯 头 、 三 通 、 异 径 管 ， 异 径 管 按 大 头 口径 计算 ， 三 通 按 主管 口径 计算 。 


Ж ЖУЛ зав 
































动 ; 
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7. 管 架 制作 安装 工程 (项 目 编码 030815) 

(1) 单 件 支架 质量 有 100kg 以 下 和 100kg 以 上 时 ， 应 分 别 列 项 。 

(2) 支架 2 需 注 明 采用 何 种 衬 垫 ， 如 防腐 木 热 、 不 锈 钢 衬 垫 、 铝 衬 垫 等 。 

(3) 采用 弹簧 减 震 器 时 需 注 明 是 否 做 相应 试验 。 

8. 无 损 探伤 与 热处理 (项 目 编码 030816) 

探伤 项 目 包括 固定 探伤 仪 支架 的 制作 、 安 装 。 

9. 其 他 项 目 制作 安装 (项 目 编码 030817) 

(1) 冷 排 管制 作 安装 项 目 中 包括 钢 带 退火 ， 加 氨 ， 冲 、 套 翅 片 ， 按 设计 要 求 建设 。 

(2) 钢 制 排水 漏斗 制作 安装 ， 其 口径 规格 按 下 口 公 称 直径 描述 。 

(3) 套 管制 作 安装 ， 适 用 于 穿 基础 、 墙 、 楼 板 等 部 位 的 防水 套 管 、 一 般 钢 套 管 及 防火 
套 管 等 ， 应 分 别 列 项 。 ¿NS ` 












































14.3 工作 任务 实施 


(1) 根据 本 书 “ 工 作 任务 6” 中 的 工程 合计 算 PE 6-1) 和 现行 的 《通用 安装 工程 工程 
量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 下 天 编制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 如 下 ( 表 14-1)。 
88: 本 例 未 计 刷 油 项 目 。 Se z 
#1 этдінтазита 
工程 名 称 ， 某 油泵 车 间 工 业 管道 工程 кн», 2 


E N 计量 金额 /元 
序号 | ”项 目 编码 站、 项 目 名 称 项 目 特征 描述 单位 工程 量 | 综合 合 价 其 中 ， 
% 单价 | | 暂 估价 


1. 材 质 : 无 颖 钢管 ( 热 轧 ) 
2. 规 格 : D57x3.5 

3. 焊 接 方式 : 手工 电弧 焊 
4. 低 中 压 管道 液压 验 ， 
DN100 内 

5. 管 道 空气 吹 扫 ，DN50 内 
1. 材 质 : 无 颖 钢管 ( 热 轧 ) 
2. 规 格 : D76x4 

3. 焊 接 方式 : 手工 电弧 焊 
4. 低 中 压 管道 液压 验 ， 
DN100 内 

5. 管 道 空气 吹 扫 , DN100 内 
1. 材 质 ， 无 颖 钢管 ( 热 轧 ) 
2. 规 格 : D89x4 

3. 焊 接 方式 ， 手工 电弧 焊 
4. 低 中 压 管道 液压 验 ， 
DN100 内 

5. 管 道 空气 吹 扫 , DN100 内 


1 | 030801001001 | 低压 碳 钢管 





2 | 030801001002 | 低压 碳 钢 管 8.45 





3 | 030801001003 | 低压 碳 钢 管 12.84 
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kwa 
工程 名 称 ， 某 油泵 车 间 工 业 管道 工程 (228 续 表 
А | 人 金额 元 _ 
序号 | “项目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 тава). | 其 中 : 
单价 | |ы 





1. 种 类 、 材质: 成 品 冲压 弯 头 

4 | 030804001001 | 低压 碳 钢 管件 | 2. 规 格 : D89 5.00 
3. 连 接 方 式 ; 手工 电弧 焊 

1. 种 类 、 材 质 :成 品 冲压 2 








21 
5 | 030804001002 | 低压 碳 钢管 2 规格 ，D76 3.00 
3. 连 接 方式 ， 手 工 电弧 焊 
1. 种 类 、 材 质 :成 品 冲 压 27 
6 | 030804001003 | 低压 碳 钢管 人 9.00 


2. 规 格 : D57 

3. 连 接 方式 : 手工 电弧 爆 

1. 种 类 、 材 质 : А 

7 | 030804001004 | 低压 碳 钢管 件 | 2. 规 格 : 089557 2.00 
3. 连 接 方 式 : P J 

LERAM: 成 上 

8 | 030804001005 | (EERE 230: D89x76 1.00 

了 3 连接 方式 : FLE 

1. 种 类 、 材 质 : 成 上 

9 | 030804001006 | 低压 碳 钢管 件 | 2. 规 格 : D76x57 1.00 

ЗВ ФЕ 

1.8825. ИЮ: ЖН 

通 

2. 规 格 : D89x89 

3. 连 接 方式 ;手工 电弧 焊 

1. 种 类 、 材 质 ， 碳 钢 挖 眼 三 

2. 规 格 : D89x57 

3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 

1. 种 类 、 材 质 : 碳 钢 挖 眼 三 

通 

2. 规 格 : D76x57 

3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 

1. 名 称 : ШЕ 

2. 材 质 ， 碳 钢 

3. 型 号 、 规 格 : J41T-1.6、 

DN80 

4. 连 接 方式 : 法 兰 连接 

5. 焊 接 方 法 : 平 焊 








10 | 030804001007 | 低压 碳 钢管 件 1.00 





11 | 030804001008 | 低压 碳 钢 管件 2.00 














12 | 030804001009 | 低压 碳 钢管 件 1.00 








13 | 030807003001 | 15:22 87 1.00 
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工程 名 称 ; 某 油泵 车 间 工业 管道 工程 2224 续 表 
金额 /元 
序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 | 综合 ай 中 : 
单价 | ” ”| 暂 估价 
1.4: BER 
2. 材 质 : 碳 钢 
арығы 号 、 规 格 : J41T-1.6、 
14 | 030807003002 | 12:2 Г] 1.00 
1. 名 称 : ЖИЕК 
2. 材 质 : ВИ 
3. 型 号 、 规 格 : -1.6、 
15 | 030807003003 | (KEE 77 I ыы 6.00 
4. 连 接 方式 : 法 兰 连 
5. 焊 接 方法 : F 
1. 名 称 ， 止 回 阀 
2AA: ВЯ 
型 号 \ : -1.6、 
16 | 030807003004 | 低压 法 兰 阀门 +С Нит 3.00 
DN50 
4. 连 接 方式 : 法 兰 连 
5. 焊 接 方法 : 平 焊 
1. 名 称 ; 过 滤器 
2. 材 质 : 碳 钢 
17 | 030807003005 JARRE AT] | 3. 型 号 1.00 
长 压 碳 钢 焊接 
18 | 030810002001 法 兰 1.00 
这 二 
的 压 碳 钢 焊 接 |2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 单 片 
19 | 030810002002 法 兰 1 
L Ia 
平 焊 法 兰 
长 压 碳 钢 焊 接 | 2. 类 Ж): 成 副 
20 | 030810002003 法 兰 4.00 
Ta 
长 压 碳 钢 焊 接 | 2. 类 型 ( 副 、 片 或 和 
21 | 030810002004 е 1 
法 兰 3. 规 格 : DN65 
4. 连 接 形式 : Үні 
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工程 名 称 ， 某 油泵 车 间 工业 管道 工程 续 表 
[人 金额 元 _ 
序号 | “项目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 | 综合 | p | 其 中 ， 
单价 | ” ”| 暂 估价 
1. 材 质 ， 碳 钢 
低压 碳 钢 焊接 | 2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 成 副 
22 030810002005 Ж 3.00 
法 兰 3. 规 格 : DN50 
4 .连接 形式 ; 平 焊 法 兰 
1. 材 质 ， 碳 钢 
低压 碳 钢 焊接 | 2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 单 片 
23 | 030810002006 


法 兰 3. 规 格 : DN50 
4 连接 形式 : 平 焊 法 兰 
金属 骨架 复合 1. 名 称 : 法 兰 挠 性 接头 Ко 
24 | 030804015001 管件 2. 规 格 : DN50 6.00 
3. 连 接 形式 ， 法 兰 连接 
1. 单 件 支架 质量 ; To0kg 以 下 
2. 材 质 ;, ЖИИ 





25 | 030815001001 | 管 架 制作 安装 элик. “жан 86.00 
站 支架 衬 热 材质 : 防腐 木 热 
类 型 ， 刚 性 防水 套 管 
Ж 2. 材 质 : 碳 钢 
26 | 030817008001 套 管 2 





3. 规 格 : DN80 
ТЕЛІ ЕНІ 
£ il 
(2) 参照 《湖北 省 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 和 2013 版 《湖北 省 建筑 安装 工 
程 费 用 定额 )， 编 制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 见 表 14-2. 

(3) 将 各 项 综合 单价 填 入 表 14-3， 完 成 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 
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表 14-2 综合 单价 分 析 表 

















工程 名 称 : 某 泵 车 间 工 业 管 道 工程 标 段 : (14-2-1) 
项 目 N. š Ж 工程 
030801001001 项 目 名 称 低压 碳 钢管 计量 单位 т| = |1233 
编码 量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 合 价 
定额 |. „| EN |... ë Ж В Ре? p| 管理 
编号 “| 定额 项 目 名 称 м. 数量 y | 材料 \ 费 “| 管理 费 | 人 工 | 材料 | 机 械 | ， 
编号 单位 人 工 费 费 机 械 费 和 利润 | 费 | w | ж 费 和 
利润 
低压 碳 钢 管 
(电弧 焊 ) 公称 
C8-35 |, „| 10m | 0.1 | 46.88 | 2.87 5.7 17.04 |.4.69 | 0.29 | 0.57 | 17 
直径 (50mm 以 
内 ) 


空气 吹 扫 公 
C8-2998 | 称 直 径 (50mm | 100m 
以 内 ) 


43.77 | 1.01 | 0.44 | 0.34 | 0.44 

















低 中 压 管道 液 

Cs-2945 | 压 试验 公称 | oom 111.09 | 3.23 | 045 | 02 | 111 
直 径 (100mm Ë ән . 
以 内 ) 

人 工 š 

单价 Үй 8.93 | 1.18 | 141 | 3.25 


















шт 
=L 


: 60 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 33.46 


元 / 工 日 ; 


主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 /元 

















其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
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工程 名 称 : 某 泵 车 间 工 业 管 道 工 程 标 段 : (14-2-2) 





项 目 编码 030801001002 项 目 名 称 低压 碳 钢管 | 计量 单位 |m 











8.45 

清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 合 价 

m” 

ы 定额 кн 机 ч 

定额 编号 定额 项 目 名 称 单位 数量 | Ат | 材料 | 机 械 | 费 | 人 工 | 材 料 m 费 

Ë 费 费 费 | 和 利 | 费 | 费 т 和 

润 “|ж 

їй 





低压 碳 钢管 (电弧 
C8-37 焊 ) 公称 直径 | 10т | 0.1 | 70.96 | 6.24 |10.32142634| 71 |0.62|1.03|2.63 
(80mm 以 内 ) 


空气 吹 扫 公称 ШЗ 


сз-2999 |, ЕЧ Ш 779 | 5113 | 12 [0.57 | 0.38 10.51 
(100тт 以 内 ) ш |у» 


[ 
低 中 压 管道 液压 试 

C8-2945 | 验 公称 直径 |1oom 322.92| 44.58 111.09| 3.23 | 0.45 | 0.2 | 1L11 
(100mm 以 内 ) 


人 工 单价 小 计 11.52 4.26 


技工 ，92 元 / 工 日 ， 普 工 ，60 АН 未 让 价 材 料 费 


清单 项 目 综合 单价 
暂 估 
暂 估 单 
价 /元 |" At 
zú 























主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 

















材 

料 电焊 条 结 422 032 |0.0242| 

% TWA шыл ss jas — 

明 其 他 材料 费 бз i | os Г 

细 低压 碳 钢管 D76X4 m [os | өн oss | | 
其 他 材料 费 o2 [= lo 
材料 费 小 计 >F 30.16 = 0 
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工程 名 称 : 某 泵 车 间 工业 管道 工程 标 段 : (14-2-3) 





















































gina O] 。 项 目 名 称 低压 碳 钢管 | 计量 单位 | m | 工程 量 | 12.84 
清单 综合 单价 组 成 明细 
1 A 单价 合 价 
定额 定额 项 目 | 定额 | ， = 
ы м, | 数量 P Е 管理 费 | 人 工 | 材料 | 机 械 | 管理 费 
编号 名 称 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 | 费 т яр | 和 利润 
低压 碳 钢管 
(ай) А 
C8-37 222 |10ө| 01 | 70% | 624 1032 | 2634 | 71 | 0.62 | 1.03 | 2.63 
к 直 Жж 
(80mm 以 内 ) 
空气 吹 扫 
C8-2999 AREE 0.01 | 11997 | 571 3779 | 5ы13 | 12 | 0.57 | 0.38 | 0.51 
n (100mm 以 | m Ў ` i š ` ú ` & 
内 ) 
低 中 压 管 道 
液压 试验 1% 
C8-2945 | 公称 直径 0.01 | 32292 | 44.58 19.84 | 111.09 | 3.23 | 045 | 02 | 111 
(00mm 以 | ™ 
内 ) 
人 工 单价 小 计 11.52| 1.64 | 1.61 | 4.26 
技工 ，92 ü LH: #21: 60 EH 未 计价 材料 费 31.69 
清单 项 目 综合 单价 50.72 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 /元 ріні 
H {Н ЖЕ 422 632 | oi | 
x Z | ke ооп Гав | ол | | 
* ПИШ | æ [oss| 1 [o | | 
Шш 低压 碳 钢管 D89X4 | m |о97 |зэ/| зве] | 
其 他 材料 费 = 0.32 =? 0 
材料 费 小 计 = 33.33 = 0 
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Есет 
THAR: 某 泵 车 间 工 业 管道 工程 Б: (14-2-4) 
项 目 编码 | 9050400100) 项 目 名 称 | 低压 碳 钢管 件 | 计量 单位 个 | 工程 量 | 5 


1 











































清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 оян рев а Ил -全 从 一 = 
编号 | жн “| 单位 | 数量 Ara lee |p а AIR рін ғ hija 
TEA 
EALA 
Ж 公称 | 10 
C8-711 5 + 0.1 | 257.66 | 42.9 120.98 | 122.72 25.77 4.29 12.1 12.27 


(80тт 以 
内 ) 
人 工 单 

元 / 工 日 ; 

















f 工 :60 元 / 工 日 
清单 项 目 综合 单价 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 






71.43 
暂 估 单 | 暂 估 合 
价 /元 | 价 /元 











合 价 /元 





















材 电焊 条 绪 422 93.2 — ГЕ 
料 ZRA 一 一 
费 其 他 材料 费 0.6236 [06236] 1 | oo | 
ШЕН 低压 碳 钢 对 焊管 件 成 品 冲压 S 
细 弯 头 D89 










АШЫ ЕНЕ 2 >] oz | 
ИЕН: 2 



















合 价 

















定额 | вояи 

: Em HN | yn | ЖИЙ 

Wa | S 和 利润 ШЕТ? 
低压 


门 
径 (80mm 以 
内 ) 


16.55 | 44.25 | 6.66 6.81 16.55 





С8-1418 



































人 工 单 价 44.25 | 6.66 | 6.81 | 16.55 
HI: 92 元 / 工 日 ; 普 工 : 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 230 
清单 项 目 综合 单价 304.27 
十 单 тула 
а 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 1. 
ËL 电焊 条 结 422 432 kg [|0165] 65 | 107 | 
费 其 他 材料 费 元 | 3.329 j | 33 | 
明 低压 法 兰 截止 阀 J41T-1.6 DN80 F 1 20 | 20 | 
细 其 他 材料 费 = 2% | — 0 
材料 费 小 计 = 236.66 == 0 











工程 名 称 ; 某 泵 车 间 工业 


工作 任务 14 工业 管道 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 、 








ін LE 标 段 : (14-2-6) 






















































项 目 编码 | 030810002001 | 项 目 名 称 低压 碳 钢 焊接 法 兰 ЕЛ те 1 
里 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 | 数 sai ей 
а | 定额 项 目 名 称 | | [AT] 材料 | 机 械 | 管理 费 ' „| 管理 费 
时 位 | 量 | 费 | m | w [mga ATA К узуш 
低压 碳 钢 平 焊 
法 兰 (电弧 焊 )| 。 
C8-1649| 公 ы 直 д 副 | 1 |26.61| 6.62 | 8.79 | 1148 | 2661 | 662 | 8.79 | 11.48 
(80mm 以 内 ) 
人 工 单价 小 计 2661 | 662 | 8.79 |1148 
HL: 92 元 / 工 日 ; 普 工 : 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 96 








费 
明 











清单 项 目 综合 单价 















ГГ 


主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 пера 
价 /元 






| ke [oo | из | оғ | | 
[ie | 1 | | 


电焊 条 结 422 63.2 


其 他 材料 费 


计量 单位 































































编号 | 定额 项 目 名 称 
低压 碳 钢 平 焊 法 
C8-1649 | 兰 (电弧 焊 ) 公称 | 副 11.48 | 13.31 | 331 | 44 | 5.74 
直径 (80mm 以 内 ) 
人 工 单价 1331 | 331 | 44 | 5.74 
技工 : 92 元 / 工 日 ; 普 工 : 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 24 
清单 项 目 综合 单价 50.75 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 “| 数量 | 单价 / | 合 价 /元 | 暂 估 单 | 暂 估 合 
元 ше | 价 /元 
ы 电焊 条 结 422 63.2 kg 0.1355] 6.5 0.88 
Ф LRA kg 0.0135 | 17.8 0.24 
明 其 他 材料 费 元 0845 | 1 0.85 
细 低压 碳 钢 平 焊 法 兰 DN80 片 1 24 24 
i 其 他 材料 费 = 1.35 = 0 
材料 费 小 计 27.31 == 0 
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工程 名 称 : 某 泵 车 间 工 业 








工程 标 段 : (14-2-8) 

















项 目 编码 | 030810002003 | 项 目 名 称 低压 碳 钢 焊接 > е BI ҰЗ! 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 合 价 
жй 定额 ы 管理 


定额 项 目 名 称 数量 | AT | 材料 | 机械 | 费 | AT | 材料 | 机 械 


an 费 | 费 | 费 | 和 利 | || 


单位 





低压 碳 钢 平 焊 法 兰 
C8-1648 | (电弧 焊 ) 公称 直径 | 副 1 | 23.99 | 5.11 | 7.62 | 10.24 | 23.99 | 5.11 | 7.62 | 10.24 
(65mm 以 内 ) 




















人 工 单价 小 计 23.99| 5.11 | 7.62 | 10.24 
技工 ，92 元 / 工 日 ， 普 工 ，60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 37.7 
清单 项 目 综合 单价 84.66 





单价 /元 | 合 价 /元 











工程 名 称 : 


Жк ЗЕ [бй] 1 













项 目 编码 





定额 „бл. қ 管理 
сла 定额 项 目 名 称 
编号 定额 项 目 名 称 费 和 


利润 
低压 碳 钢 平 焊 法 兰 
C8-1648 | (电弧 焊 ) 公 称 直 径 
(65mm 以 内 ) 

人 工 单价 






































技工 :92 元 / 工 日 ， 普 工 :60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 | 0 
TE Ө; 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合 价 元 | т | Sa 
п 电焊 条 结 422 03.2 kg 0 65 0 | 
费 2.9 kg 0 17.8 o | 
明 其 他 材料 费 元 0 1 @_] 
细 低压 碳 钢 平 焊 法 兰 DN65 片 0 18.85 o | 
Ë 其 他 材料 费 一 o | — 0 
材料 费 小 计 == 0 = 0 
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表 14-3 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 名 称 : 某 泵 车 间 工 业 管道 工程 ЖЕ: 
































序号 | 项 目 编码 | 项 目 名称 项 目 特征 描述 工程 量 | 综合 ， | 其 中 


单价 暂 估价 








整个 项 目 








ІМ: 无 缝 钢管 ( 热 轧 ) 

2. 规 格 : D57x3.5 

3. 焊 接 方式 : 手工 电弧 焊 

4. 低 中 压 液压 验 ， 

DN100 内 

5. 管 道 空气 吹 扫 ，DN50 内 

LH: 无 缝 钢管 (АҢ 

2. 规 格 : D76x4 

3. 焊 接 方式 ;/ J Erika 

4. 低 中 压 管 道 液压 验 ， 

DN106 内 

5 管道 空气 吹 扫 , DN100 内 

1. 材 质 : ЖЕМИ (ЗАҢ) 

2. 规 格 : D89x4 

ЗА БІ 

4. 低 中 压 管道 腋 压 验 ， 

DN100 内 

5. 管 道 空气 吹 扫 , DN100 内 

1. 种 类 、 材 质 : 成 品 冲 压 弯 

% 

管件 |2906: D89 

3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 

1. 种 类 、 材 质 : 成 品 冲压 

低压 碳 钢 | 弯 头 
管件 “| 2. 规 格 : 076 

3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 

1 种类、 材质 : 成 品 冲压 

低压 碳 钢 | 29% 

2. 规 格 : D57 

3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 


低压 碳 
钢管 






1 |030801001001 12,33-| 33.46 | 412.56 











低压 碳 


2 | 030801001002 
钢管 


8.45 | 47.55 | 401.8 


3 |030801001003 12.84 | 50.72 | 651.24 






4 |030804001001 $ 71.43 | 357.15 





5 |030804001002 3 66.43 | 199.29 




















6 |030804001003 1 55.39 | 55.39 
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工程 名 称 ; 某 泵 车 间 工 业 管 道 工程 标 段 : 续 表 








































































金额 /元 
序号 | MEAW ”| 项 目 名 称 项 目 特征 描述 综合 жі 其 中 
单价 暂 估价 
1. 种 类 、 材 质 : 成 品 大 小 头 
长 压 碳 钢 |2. 规格 : 成 品 大 小 头 
7 |030804001004 63.33 | 63.33 
ái D89x57 
3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 
1. 种 类 、 材 质 : 成 品 大 小 头 
8 | 030804001005 2 .规格 : D89x76 63.93 | 63.93 
3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 
1. 种 类 、 材 质 : 成 品 大 小 头 
9 | 030804001006 2. 规 格 : D76x57 60.43 | 60.43 
3. 连 接 方式 : 手工 电弧 焊 
1. 种 类 、 材 质 ， 碳 钢 控 限 
: 通 
10 | 030804001007 1 54.43 | 54.43 
2. 规 格 : D89x89 
З Qs T 














1. 种 类 人 材质 ， 碳 钢 控 眼 
= 通 

2. 规 格 : D89x89 
3. 连 接 方式 ;手工 


11 | 030804001008 


N 


54.43 | 108.86 








030804001009 





1. 名 称 : ЖИЕК 
2. 材 质 : 碳 钢 

3. 型 号 、 规 格 : J41T-1.6 
DN80 
4. 连 接 方式 
5. 焊 接 方法 : 平 焊 
1. 名 称 : WER 
2. 材 质 : 碳 钢 

< |3. 型 号 、 规 格 : J41T-1.6 
DN65 
4. 连 接 方式 : 法 兰 连接 
5. 焊 接 方法 : 平 焊 






















13 | 030807003001 1 304.27 | 304.27 




















14 | 030807003002 1 194.86 | 194.86 








低压 法 兰 


15 | 030807003003 "ТЕ 6 193.64 | 580.92 
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工程 名 称 ; 某 泵 车 间 工 业 管 道 工程 标 段 : 续 表 
金额 /元 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 综合 ағ 其 中 
单价 暂 估价 





1. 名 称 : ИШ 
2. 材 质 : 碳 钢 
“| 3. 型 号 、 规 格 : H44T-1.6 
DNS50 
4. 连 接 方式 : 法 兰 连接 
5 .焊接 方 法 : PA 
1. 名 称 : 过 滤器 
горы | 2 材质， 碳 钢 
17 | 030807003005 ”|3. 型 号 、 规 格 : DN65 362.86 | 362.86 
4. 连 
5. 焊 接 
1. 材 质 : 碳 钢 
低压 碳 钢 2 类 型 一 、 片 或 种 类 ): 
18 | 030810002001 | 焊接 成 副 149.5 | 149.5 
3. 规 格 :>DN80 
外 连接 形式 : 平 焊 法 兰 


16 | 030807003004 193.64 | 580.92 








上 材质 ， 碳 钢 
2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 
19 | 030810002002 单 片 ] 50.75 | 50.75 


低压 碳 钢 


(Қаза 3. 规 格 : DN80 


4. 连 接 形式 : 平 焊 法 兰 
1. 材 质 ， 碳 钢 
2. 类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 
成 副 
3. 规 格 : DN65 
4. 连 接 形式 : 平 焊 法 兰 
LHA: 碳 钢 
低压 碳 钢 2 片 或 种 类 ): 
21 |030810002004 ыы 单 片 
3. 规 格 : DN65 
4. 连 接 形式 : 平 焊 法 兰 
1. 材 质 ， 碳 钢 
低压 碳 钢 ш. 片 或 种 类 ): 
22 | 030810002005 | 焊接 法 兰 成 副 74.22 | 222.66 
3. 规 格 : DN50 
4. 连 接 形式 : 平 焊 法 兰 


低压 碳 钢 


20 | 030810002003 к 
焊接 法 兰 


84.66 | 84.66 
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=== 
工程 名 称 : Жа T Аср ақ 标 段 : 续 表 
序号 | 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 ШЕЛІГІ Ай 其 中 
合 价 
单价 暂 估价 
1. 材 质 : 碳 钢 
类 型 ( 副 、 片 或 种 类 ): 
кием оци 片 或 种 类 ) 
23 | 030810002006 得 接 法 兰 单 片 
Т Газан. омо 
4 连接 形式 : 平 焊 法 兰 
1. 名 称 : 法 兰 挠 性 接头 
金属 骨架 名 称 : 法 兰 挠 性 接 
24 | 030804015001 | 复合 管 伯 2. 规 格 :DN50 214.23 | 1285.38 


25 


26 





3. 连 接 形式 


以 下 
管 架 制作 
030815001001 кол 2. 材 质 : 型 钢 
ж 


:| 材质 ;> 碳 钢 


030817008001 
3 了 规格: DN80 





本 页 小 计 
合 H 








1. 单 件 支架 质量 : 


. 管 架 形式 :/ 一般 ' 管 架 
АЗАН Д ЖАА 
1. 类 型 ;> 刚性 防水 套 管 


4. 填 料 材质 : 油 麻 


яшы 1 | 


86 18.29 |1572.94 


7291.64 








3080.98 
7291.64 








注 ， 为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 “其 中 : 定额 人 工 费 ”。 





ГТ а 


本 工作 任务 的 主要 内 容 为 工业 管道 工程 的 工程 量 清单 编制 ， 以 工作 项 目 为 载体 ， 





通过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 具备 编制 工业 管道 工程 量 清单 文件 的 能 








ЖЕ 





ЖШ | 








[ 作 任 务 所 学 的 内 容 ， 对 下 面 了 





[ 程 案例 完成 如 下 任务 ， 进 行 自我 检查 评价 。 


(1) 按 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856—2013) 2 Н, НУ? 
项 工程 量 清单 。 
(2) 按照 湖北 省 的 相关 定额 和 规定 ， 编 制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 
(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 
( 主 材 单价 参考 当地 工程 造价 信息 网 ) 
案例 : 工作 任务 6 的 “检查 评估 ”中 某 工程 生产 装置 的 部 分 工艺 管道 系统 。 
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а) аад заг 
жт ЖАМУ: 

D 掌握 通风 空调 工 
程 工程 量 清单 计价 方法 


知识 目标 


x< 


МУР 


工作 任务 15 
ee 


通风 空调 工程 的 工程 量 
清单 编制 与 清单 计价 








HEJJ HDR 





ЖАН 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 








工作 任务 15 ` 通风 空调 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 ООО 


15.1 布置 工作 任务 











根据 本 书 “ 工 作 任务 7” 中 的 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空调 工程 提供 的 图 样 及 其 工程 概况 
说 明 、 工 程 量 计算 书 ( 表 7-4)， 完 成 下 列 任务 。 

(1) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规 范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 G， 编 制 该 工 
程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

(2) 参照 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 和 2013 版 《湖北 省 
建筑 安装 工程 费用 定额 》 等 计价 资料 编制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 









































РИК ү 
15.2 相关 知识 学 习 O 
NS 
15.2.1 工业 管道 工程 的 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 x) 

1 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 ў 

本 节 共 设置 4 个 分 部 、52 个 分 项 工程 项 具体 内 容 详 见 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 G。 - 

У aj 

2， 相 关 问题 有 说明 2002 ХХ у 

ШЕЛ ТЕРЛЕУ B N EEEE TIR. 

(2) ENER, ERAND, БЕШ 《通用 安装 
工程 工程 量 计算 规范 》 (ОВ 50856 一 2013) 附 录 入 机 械 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(3) 冷冻 sy 的 管道 安装 , 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 
附录 H 工业 管道 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

(4) 冷冻 站 外 墙 皮 以 外 通 往 通风 空调 设备 的 供 热 、 供 冷 、 供 水 等 管道 ， 应 按 《 通 用 安 
装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 K 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 工 程 相关 项 目 编码 
列 项 。 

(5) 设备 和 支架 除 锈 、 刷 油 、 保 温 及 保护 层 安 装 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规 
范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 М 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 


15.2.2 工程 量 清单 项 目 注解 

1. 通风 空调 设备 及 部 件 制作 安装 (项 目 编码 030701) 

通风 空调 设备 安装 的 地 脚 螺栓 按 设 备 自 带 考 虑 。 

2. 通风 管道 制作 安装 (项 目 编码 030702) 

(1) 风 管 展开 面积 ， 不 扣除 检查 孔 、 测 定 孔 、 送 风口 、 吸 风口 等 所 占 面积 ， 风 管 长 度 
一 律 以 设计 图 示 中 心 线 长 度 为 准 (主管 与 支管 以 其 中 心 线 交点 划分 )， 包 括 弯 头 、 三 通 、 变 
径 管 、 天 圆 地 方 等 管件 的 长 度 ， 但 不 包括 部 件 所 占 长 度 。 风 管 展 开 面积 不 包括 风 管 、 管 口 
Жаны. MEWE: ИРАН Ны HOB А ЕК АК. 
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(2) 穿 墙 套 管 按 展开 面积 计算 ， 计 入 通风 管道 工程 量 中 。 
(3) 通风 管道 的 法 兰 垫 料 或 封口 材料 ， 按 图 样 要 求 应 在 项 目 特征 中 描述 。 
(4) 净化 通风 管 的 空气 洁净 度 按 100000 级 标准 编制 ， 净 化 通风 管 使 用 的 型 钢材 料 如 要 


REE, 2 








CEA ФЕЛА ЗАВЕРЕ. 


(5) 弯 头 导 流 叶 片 数量 ， 按 设计 图 样 或 规范 要 求 计算 。 
(6) 风 管 检查 孔 、 温 度 测定 孔 、 风 量 测定 孔 数 量 ， 按 设计 图 样 或 规范 要 求 计算 。 
3. 通风 管道 部 件 制作 安装 (项 目 编码 030703) 


(1) 碳 钢 阀门 包括 : 空气 加 热 器 上 通 阀 、 空 气 加 热 器 旁 通 阀 、 圆 形 辩 式 启动 阅 、 风 管 
阀 、 密 闭 式 斜 插 板 阀 、 和 矩形 风 管 三 通 调 节 阀 、 对 开 多 叶 调 节 阀 、 风 管 防火 


ШЕҢ, EEE 
ШЕКТІРГЕН 
(2) ЗЕН 
(3) 碳 钢 风 
п. Жкп. шй. хлеву 
口 、 网 式 风 口 、 钢 百叶 窗 等 。 ! 
) 4а, 
БЕРДД ЕД АЛЕ Л 
E FURIEN, RH 
заняв, INLADE Эниш. КИЕ Йй 
) 柔性 接口 包 金 
) 消声器 包括 : 
消声器 、 弧 形声 流 式 消声器 、 阻 抗 复合 消声器 、 微 穿孔 板 消声器 、 消 声 普 头 。 
(8) 通风 部 件 如 
明确 描述 、、 
面积 计算 : 按 设 计 图 样 尺寸 以 展开 面积 计算 ， 不 扣除 开口 的 面积 。 


管 插 
式 风 


(4 


回转 


中 应 


ШРИ 366 








板 风 








(9) І8Л 


HAR 











E 箱 


ШЕ 
门 包 





口 、 


2 


ж А 


р, ЗВ, Эван, AURRE о. 
т асел онн 
йы. амп. МЕ 


УХ 
括 : 皮带 防护 罩 、 запа мил. Е шанасы аты 
КАНИ 88. а Иа. Мо 


Кй. РНЕ 


б; ФУ ДЕ KEO RNT 22 
CERE WHAENE ОЕ аз 





Е ИН АЛЛ 件 只 安装 不 制作 ， 这 类 特征 在 项 目 特征 
『 |) < 
J 


4. BALAA. IAC H 2,25 030704) 
通风 工程 检测 、 调 试 项 目 ， 以 “系统 ”为 计量 单位 进行 清单 设置 与 计价 ; 风 管 、 漏 光 
试验 、 漏 风 试 验 项 目 ， 以 “m2” 为 计量 单位 进行 清单 设置 与 计价 。 





15.3 工作 任务 实施 











(1) 根据 本 书 “ 工 作 任务 3” 中 的 工程 量 计算 书 ( 表 3-9) 和 现行 的 《通用 安装 工程 工程 
量 计 算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 G， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 如 下 ( 表 15-1)。 
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表 15-1 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 


工程 名 称 ， 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空 调 工程 Bl: 
PTE 
计 ГЕТ |. 
7| masa | ЯН 项 目 特征 描述 ЗЕ. le р 
位 价 价 





1. 名 称 : 恒温 恒 湿 机 整体 机 组 

2. 型 号 : YSL-DHS-225 

3. 风 量 、 质 量 : 8000(m°/h)/0.6(t) 

4. 安 装 形式 : 安装 

1. 名 称 ， 通风 管道 

2. 材 质 : 镀 锌 钢板 

碳 钢 通 3. 形 状 、 规 格 : ЖЕ Ж, 250mmx250mnix 
2 | 030702001001 240mmx240mm 


1 | 030701003001 | 空调 器 












风 管道 г 3698 





6. 支 架 要 求 ， 

LAK: 通风 管道 

2. 材 质 : ЖЕЛІК 

З.Қ. Қ. 矩形 , S800mmx500mm., 
碳 钢 通 L800mm>250mm. 630mmx250mm ; 
风 管道 | 500mmx250mm 


3 | 030702001002 т? | 182.47 


站 .板材 厚度 : 1.0mm 

5. 接 口 形式 : ШИ 

6. 支 架 要 求 : JR 

1. 名 称 : 通风 管道 

2. 材 质 ， 镀 锌 钢板 

3. 形 状 、 规 格 : 矩形 , 1250mmx500mm 
4. 板 材 厚度 : 1.2mm 

5. 接 口 形式 : 咬 口 

6. 支 架 要 求 : 厂 配 

25 1. 名 称 : 温度 、 风 量 测定 孔 

5 | 030702011001 s: А 2. 材 质 : 铝 合金 

量 测定 孔 | 3 .规格 ， 乡 25mm 

1. 名 称 : 手动 对 开 多 叶 风 量 调节 阀 
6 | 030703001001 | 碳 钢 阀门 |2. 周 长 : 2100 mm 

3. 成 品 安装 


4 | 030702001003 m | 18.24 
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工程 名 称 ; 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空 调 工 程 


标 段 : 续 表 

























序 | жнан | ЯН 项 目 特征 描述 工程 量 | 2 |а | 其 中 
号 名 称 暂 估 
位 иы 价 
价 

1. 名 称 : 风 管 防火 阀 
7 | 030703001002 | 碳 钢 阀门 | 2. 周 长 : 3500 mm 1 

3. 成 品 安装 

PAE |a MALDEN 

8 | 030703011001 | 2. 规 格 : + 1 


Ап, 


Жш 3. 成 品 安装 





аян | 
PON LAR: 铝 合金 百叶 回 风月 
E SE > 
9 | 030703011002 Ап, & 2. 规 格 : 周 长 4800 mm ^ 1 
ей keys 
流 器 3. 成 品 安装 
"ү" 
ШЕЛІ 12 
хр 
10 | 030703011003 An ре 2.18: 240ттх240 mm 个 | 24 
` H 


ТТІ. 
ша ‚| sis 









1. 名 称 
030703019001 | 21 
3. 材 质 : 


3. 制 作 安 





: 软 接口 
2. 规 格 : 1250mm*500mmx200mm 
帆布 
LAR: 阻抗 复合 消声器 
12 | 030703020001 | 消声器 | 2. 规 格 : T701-6 型 3# 


































1. 名 称 





管 式 消声器 


13 | 030703020002 | 消声器 |2. 周 长 : 3500 mm 


3. 成 品 安装 






































通风 工程 系 
14 | 030704001001 | 检测 、 | 风 管 工程 量 : 通风 系统 & 1 
调试 _ 
А ìt 
(2) 按照 湖北 省 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》， 计 算 分 部 分 

















项 工程 工程 量 清单 综合 单价 ， 并 将 各 项 综合 单价 填 入 表 15-2。 
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表 15-2 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 


工程 名 称 ， 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空调 工程 2124 (15-2-1) 





项 目 编码 030701003001 项 目 名 称 空调 器 6 





清单 综合 单价 组 成 明细 




















定额 定额 单价 /元 合 价 /元 
š Енн memp 机 械 | 管理 费 
á 材料 费 | ын ATE | 材料 费 | 费 | 和 利润 





(т?/һ 以 内 )/ 质 
量 (t 以 
内 )8000/0.6 
人 工 单价 
综合 工 日 (安装 ) 
53 元 / 工 日 


9-435 249.82 | 228.82 | 2.5 | 84.76 











2.5 | 84.76 


未 计价 材料 0.00 









综合 单价 /元 1562.90 
暂 估 


























UEAN 
ЕЗЕН. i D 位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 2. 
材料 费 /元 | 
明细 整体 空调 箱 (机 组 ) | s ТЫ 


其 他 材料 费 
材料 费 小 计 












1228.82 


工程 名 称 ， 某 大 厦 多 项 能 打通 风 空调 工程 标 段 : (15-2-2) 





030702001003 т 


单位 




















































”| 定额 名 称 КЕ БИЕТІ! 
у ння нн | Ет 
镀 锌 钢板 风 管 
ста тт 以 内 | о | ол 3476 | 17.94 | 137 | 1005 
“| 咬 口 ) 矩 形 厚度 ` ри 
1.2mm 以 内 
人 工 单价 小 计 34.76 | 1794 | 1.37 | 10.05 
туе 安 将 
т. 未 计价 材料 5628 
清单 项 目 综合 单价 /元 149.67 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | SE | s 
к 单价 /元 | 合 价 /元 
1. ЖЕНЕ 61.2 m | 114 |4937 | 5628 | 一 | 一 
其 他 材料 费 30.83 








材料 费 小 计 
369 СО 
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工程 名 称 ; 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空 调 工 程 






















项 目 编码 030703001001 | 项 目 名 称 WARRT 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 | 合 价 /元 
定额 Не 定额 | „ Аз q” рсе 
Е 定额 名 称 | ap | 数量 材料 | 机 械 | 管 理 费 НД ж 
编号 t 人 工 费 费 | m m] ATH | 材料 费 费 | 和 利润 













蝶阀 、 止 回 阀 、 插 
| Кї. ЖЧ 








нб 个 1 |39.82 | 9.1 129 | 39.82 | 91 12.9 
安装 
周 长 2400mm 以 内 
人 工 单价 小 计 9.1 12.9 
综合 工 日 (安装 
РАА 未 计价 材料 200.00 





53 元 / 工 日 





清单 项 目 综合 单价 /元 











暂 估 
单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 /| 合 价 / 
元 с 


主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 
材料 费 明 
细 














调节 阀 周 长 2400mm 以 内 
其 他 材料 费 






































































材料 费 小 计 
工程 名 称 ， 某 大 厦 多 功能 厅 通 风 空 调 工 程 标 段 : (15-2-4) 
ЕЕ 碳 钢 阀门 
合 价 /元 
定额 名 称 мо, | 机 械 | 管理 费 
人 工 费 | 材料 费 вр | 和 利润 
风 管 防火 
C7-289 еі + 94.52 | 1143 30.62 
7289 | 周 长 3600mm| | = ` е 
以 内 
人 工 单价 小 计 94.52 | 11.43 30.62 
综合 工 日 (安装 ) ыы 
53 元 / 工 晶 未 计价 材料 484.20 
清单 项 目 综合 单价 620.79 
к 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 单价 | 
二 | 合 价 /元 
材料 费 /元 
明细 风 管 防火 阀 周 长 3600mm 以 内 ж 1 484.20 | 48420 | 一 = 
其 他 材料 费 11.43 
材料 费 小 计 
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项 目 编码 030703011001 | 项 目 名 称 ”遍及 铝 合金 风口 、 散 流 器 制作 安装 | 、 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 定额 | 、 
定额 名 称 | ` 数量 ШІ | „| 管理 费 
编号 ПА 费 | 材 料 费 # = К: ЖЯ р š 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
百叶 风口 安 
C7-373 Е + 1 | 69.76 | 8.98 | 0.25 | 22.60 | 69.76 | 898 | 0.25 | 22.60 
` ` JEK 3200mm] i š >” = I f 7 Б 
以 上 
人 工 单价 小 计 6976 | 898 | 0.25 | 22.60 
综合 工 日 (安装 ) 24 w 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 230.00 


Е 
材料 费 
明细 


工程 名 称 : 某 大 厦 多 





ШІН? 








合式 








清单 项 目 综合 单价 /元 


要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 








百叶 风口 周 长 3260mm 
其 他 材料 费 
MELO JL 


功能 厅 通 风 空调 工程 


项 目 名 称 


030703020001 





单价 /元 


2120 


消声器 















暂 估 


合 价 /元 А 
Ы 合 价 /元 





















(15-2-6) 
计量 
单位 






















管理 费 


ТА 
机 械 费 пяра 































































C7-540 Е 111.44 | 343.93 | 85.72 111.44 
701-6 型 54 
人 工 单价 小 计 343.93 | 85.72 111.44 
综合 工 日 (安装 ) TER 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 2000 
清单 项 目 综合 单价 /元 2541.09 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 рй Қа 
材料 费 单价 /元 | 合 价 /元 
明细 阻抗 复合 式 消声器 组 1 | 2000 | 2000 
I 其 他 材料 费 85.72 
材料 费 小 计 2085.72 
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本 工作 任务 的 主要 内 容 为 通风 空调 工程 的 工程 量 清单 编制 和 工程 量 清单 计价 内 
调 清单 文件 的 核心 方法 。 











容 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 掌握 编制 通风 空 
ЕП БЕДЕ] 
内 容 ， 对 下 面 工程 案例 完成 如 下 任务 ， 进 行 自我 检查 评价 
[ 程 量 清单 综合 单价 


程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 G, 编制 分 部 分 



































请 根据 本 了 
а) 按 现行 的 《 通 
项 工程 量 清单。 
(2) 按照 《湖北 省 通用 安装 
分 析 表 。 
(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 SS 
E 材 单价 参考 当地 工程 造价 信息 网 ) x 
案例 1: ансам 
案例 2， 工 作 任务 7 的 “检查 评估 ”中 公 室 舒适 性 空调 工程 。 
< 
> X, 


工作 任务 所 学 的 
ыы 0 











(® 
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工作 任务 16 
ee 


电气 设备 安装 工程 的 工程 量 
清单 编制 与 清单 计价 


知识 目标 


а) теа У 


程 量 清单 编制 方法 ?人 
O fire rr 
程 量 清 单 计价 方法 





能 万 目标 
能 够 达到 正确 编制 电 、 
气 工程 工程 量 清单 和 招标 
控制 价 的 目 






ЖАН 


(1) 培养 学 生 团队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 
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16.1 布置 工作 任务 








图 纸 及 其 工程 概 





照明 工程 提供 的 





根据 本 书 “ 工 作 任务 9” 中 的 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 
况 说 明 、 工 程 量 计算 书 汇总 表 ( 表 9-30)， 完 成 下 列 任务 。 
(1) 根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 D， 编 制 该 工 
程 分 部 分 项 工程 量 清单 。 
(2) 按照 现行 的 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 及 2013 版 《湖北 省 
建筑 安装 工程 费用 定额 》 编制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 
(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 





























入 
16.2 相关 知识 学 А 
16.2.1 жылны ванын. О 


1. 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 。 XN 
1) AEE у 月 设置 内 容 





《通用 安装 工程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50856 一 2013) 将 电气 设备 安装 工程 按 14 个 分 部 、 
148 个 分 项 工程 项 目 设置 ， “RER GB Tda TU f 计 算 规 范 》(GB 50856 一 2013) 
附录 D。 

2) 建筑 智能 化 与 а Е Қа „ЖИИ 


《通用 安装 工程 下 和 和 最 计 算 规范 ) (GB-308562013) 将 建筑 智能 化 工程 按 7 个 分 部 、148 
АТАНА т 火灾 自动 报警 系统 及 其 系统 调试 属于 消防 工程 中 的 内 容 ， 其 项 目 设 
置 包含 在 “火灾 自动 报警 系统 ”与 “消防 系统 调试 ”两 个 分 部 中 ， 共 114 个 分 项 。 各 部 分 
项 目 设置 的 具体 内 容 详 见 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 E 与 附 
Я. 

2， 相 关 问 题 及 说 明 

1) 电气 设备 安装 工程 量 清单 项 目 设置 说 明 

(1) 电气 设备 安装 工程 适用 于 10kV 以 下 变 配 电 设备 及 线路 安装 工程 、 车 间 动 力 电气 设 
备 及 电气 照明 、 防 雷 及 接地 装置 安装 、 配 管 配 线 、 电 气 调试 等 。 

(2) 挖 土 、 填 土工 程 ， 应 按 《房屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854--2013) 
相关 项 目 编码 列 项 。 

(3) 开 挖 路 面 , 应 按 《市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 。 

(4) 过 梁 、 墙 、 楼板 的 钢 (塑料 ) 套 管 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计 算 规范 》(GB 50856 
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一 2013) 附 [ 程 相关 项 目 编码 列 项 。 


(5) 除 锈 、 刷 
50856 一 2013) 附 





录 开 给 排水 、 采 暖 、 燃 气 了 
漆 ( 补 刷 漆 除 外 )、 保护 
ЖОМ 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 了 











层 安装 ,应 按 《 通 上 
[ 程 相关 项 目 编码 列 项 。 





























国 











(6) 1 
ШРИ зта 








家 或 地 方 检测 验收 部 分 进行 的 检测 验收 应 按 《 通 用 安装 


安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 
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程 量 计算 规范 》 
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(GB 50856 一 2013) 附 录 N 措施 项 目 编码 列 项 。 
) 各 预 留 长 度 及 附加 长 度 见 表 16-1 一 表 16-8。 


表 16-1 软 母线 安装 预 留 长 度 单位 ，m/ 根 
项 ë B 引线 线 、 设 备 连接 线 





预 留 长 度 j 0.6 





表 16-2 硬 母 线 配置 安装 预 留 长 度 单位 ，m/ 根 
说 BA 
从 最 后 一 个 支持 点 算 起 
分 支线 预 留 

从 设备 端子 接口 算 起 
ТАГАЙ ЕЁ 



























盘面 尺 十 









过 开关、 自动 开关 、 刀 开关 % 启动 器 、 箱 
器 
制 开 关 、 信 号 灯 、 按 钮 :熔断 器 等 小 电器 $ 从 安装 对 象 中 心算 起 
分 支线 预 留 


从 安装 对 象 中 心算 起 


















单位 ; 





m/ 根 





E 
从 最 后 一 个 固定 点 算 起 
分 支线 预 留 
从 设备 接线 端子 接口 算 起 
从 最 后 一 个 支持 
从 最 后 一 


























| 扁 钢 母 线 与 设备 连接 
ШЕЙІТ! 
安全 节能 及 其 他 滑 触 线 终端 




























@ | 





表 16-5 ”电缆 敷设 预 留 及 附加 长 度 








































目 预 留 (附加 ) 长 度 明 
1 | 电线 敷设 驰 度 、 波 形 弯 度 、 交 叉 2.5% | 按 电缆 全 长 计算 
2 | 电缆 进入 建筑 物 2.0m | 规范 规定 最 小 值 
3 | 电缆 进入 沟 内 或 支架 时 引 上 (下 ) 预 留 1.5т | 规范 规定 最 小 值 
4 | 变 电 所 进 线 、 出 线 1.5т | 规范 规定 最 小 值 
5 | 电力 电缆 终端 头 1.5ш | 检修 余 量 最 小 值 
6 | 电缆 中 间接 线 合 两 端 各 留 2.0m | 检修 余 量 最 小 值 
7 | 电缆 进 控制 、 保 护 屏 及 模拟 盘 、 配 电 箱 等 шеш 按 盘面 尺寸 
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续 表 
















































序号 预 留 (附加 ) 长 度 说 ”有明 
8 | 高 压 开关 柜 及 低压 配 电 盘 、 箱 2.0m 盘 下 进出 线 
9 | 电缆 至 电动 机 0.5m 从 电动 机 接线 盒 算 起 
10 | 厂 用 变压器 3.0m 从 地 坪 算 起 
按 被 绕 物 的 断面 情况 
缆 绕 过 梁 柱 等 с Жї 
u | 电缆 绕 过 梁 柱 等 增加 长 度 按 实 计算 ЕЕ 
电梯 电缆 与 电缆 架 固定 点 没 处 0.5m 规范 规定 最 小 值 
表 16-6 ”接地 母线 、 引 下 线 、 避 雷 网 附加 长 度 单位 : m 
明 
起 网 全 长 计算 
表 16-7 架空 导线 预 留 长 度 单位 ，m/ 根 





单位 ，m/ 根 





2) 建 

(1) 土方 2 
目 编码 列 项 。 

(2) 开 挖 路 面 工程 ， 应 按 《 市 政工 程 工程 量 计算 规范 》(GB 50857 一 2013) 相 关 项 目 编码 


列 项 。 


(3) 配 管 工程 、 线 模 、 桥 架 、 电 气 设备 、 电 气 器 件 、 
HEHH ITIL 779. AFL FIL TH, Л ӨШ 














50856 一 2013) 附 录 D 的 相关 项 目 编码 列 项 。 


(4) 蓄电池 组 、 六 孔 管 道 、 专 业 通 信 系 统 工程 ， 应 按 《 通 
(СВ 50856--2013УІ8 с L 的 相关 项 目 编码 列 
(5) 机 架 等 项 目的 除 锈 、 刷 油 , 应 按 《 通 
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筑 智能 化 与 消防 工程 中 火灾 自动 报警 系统 工程 量 清单 项 目 设置 说 明 
[ 程 ， 应 按 《 房 屋 建筑 与 装饰 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50854 一 2013) 相 关 项 


АН. Б.Ж. Б. 
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安装 工程 工程 量 计算 规范 》 











安装 工程 工程 量 t 











| 算 规范 》 (GB 50856 一 2013) 
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附录 M 的 相关 项 目 编码 列 项 。 

(6) 如 主 项 项 目 工程 与 需 综合 项 目 工程 量 不 对 应 ， 项 目 特征 应 描述 综合 项 目的 型 号 、 
规格 、 数 量 。 

(7) 由 国家 或 地 方 检测 验收 部 门 进行 的 检测 验收 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 
(GB 50856 一 2013) 附 录 N 措施 项 目 编码 列 项 。 

(8) 火灾 自动 报警 系统 配 管 、 配 线 、 接 线 盒 , 均 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 
50856 一 2013) 附 录 D 相关 项 目 编码 列 项 。 消 防 广播 及 对 讲 电话 主机 包括 功放 、 录 音 机 、 分 
配器 、 控 制 柜 等 设备 。 点 型 探测 器 包括 火 、 烟 感 、 温 感 、 红 外 线 光束 、 可 燃气 体 探测 器 等 。 
消防 工程 措施 项 目 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 N 措施 
项 目 编码 列 项 。 

16.2.2 工程 量 清单 项 目 注解 Y 2 

1， 电 气 设备 安装 工程 工程 量 清单 K“ 

1) 变压器 安装 (项 目 编码 030401) 

本 分 部 项 目 适用 于 10kV 以 下 各 种 类 型 、 айий ек. 消 弧 线圈 安装 工程 。 
变压器 油 如 需 试验 、 化 验 、 色 谱 分 析 ， 应 换 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 
一 2013) 附 录 N 措施 项 目 编码 列 项 。 [K 

2) 配 电 装置 安装 (项 目 编码 0 402)” 

(1) 空气 断路 器 的 储 气 КЕ кеа ын 《通用 安装 工程 工程 量 计算 
规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录入 工业 管道 工 程 相关 项 | 列 项 。 

(2) 干 式 电抗 器 项 目 适用 于 混凝土 电抗 器 、 к, К. 空心 干 式 电抗 器 等 。 
(3) 设备 安装 未 包括 地 脚 螺栓 、 浇 筑 ( 子 次 抹 面 )， 如 需 安装 应 按 《 房 屋 建筑 与 装 


饰 工 程 工 和 папак ) (GB 50854 一 2013) 相 关 项 目 编码 列 项 。 
3) 目 编码 030403) 


(1) К } 线 安装 预 留 长 度 见 表 16-1. 

(2) 硬 母 线 配置 安装 预 留 长 度 见 表 16-2. 

4) 控制 设备 及 低压 电器 安装 (项 目 编码 030404) 

(1) 本 部 分 中 的 分 项 工程 项 目 “ 控 制 开关 ”包括 : 自动 空气 开关 、 刀 型 开关 、 铁 壳 开 
关 、 胶 盖 刀 曾 开 关 、 组 合 控制 开关 、 万 能 转换 开关 、 漏 电 保护 开关 、 风 机 盘 管 三 速 开 关 等 。 

(2) 本 部 分 中 的 分 项 工程 项 目 “ 小 电器 ”是 各 种 小 型 电器 元 (器 ) 件 的 统称 , 包括 : 按钮 、 
电 笛 、 电 铃 、 水 位 电器 信号 装置 、 测 量 表 计 、 继 电器 、 电 磁 锁 、 屏 上 辅助 装 设备 、 辅 助 电 
压 互 感 器 、 小 型 安全 变压器 等 。 

(3) 其 他 电器 安装 指 : 本 节 未 列 的 电器 项 目 。 

(4) 其 他 电器 必须 根据 电器 实际 名 称 确定 项 目 名 称 ， 明 确 描述 工作 内 容 、 项 目 特征 、 
计量 单位 、 计 算 规则 。 

(5) 盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 电线 预 留 长 度 见 表 16-3. 

5) 蓄电池 安装 (项 目 编码 030405) 

(1) 当 蓄 电池 的 抽 头 连接 采用 电缆 及 保护 管 时 ， 应 在 清单 项 目 中 予以 描述 ， 计 价 时 应 
予 计 入 。 
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"ш 建筑 安装 工程 计量 与 计价 NNNNNNN 





(2) 各 种 蓄电池 的 安装 、 充 放电 、 清 单 计量 单位 均 是 “个 ”， 而 免 维护 铅 酸 蓄电池 的 安 
装 ， 定 额 计量 单位 是 “组 件 ”， 各 种 蓄电池 的 充 放电 定额 计量 单位 是 “组 ”。 计 价 时 应 注意 








换算 。 

(3) 蓄电池 充 放 电费 用 综合 在 安装 单价 中 ， 按 “组 ” 充 放电 ， 但 需 摊 到 每 一 个 蓄电池 
的 安装 综合 单价 中 报价 。 

(4) 蓄电池 电解 液 如 需 承包 方 提供 ， 应 在 清单 项 目 中 予以 描述 ， 计 价 时 应 予 计 入 。 











6) 电机 检查 接线 及 调试 (项 目 编码 030406) 

(1) 可 控 硅 调 速 直 流 电动 机 类 型 指 一 般 可 控 硅 调 速 直流 电动 机 、 全 数字 式 可 控 硅 调 速 
直流 电动 机 。 

(2) 变 流 变频 调 速 电动 机 类 型 指 交流 同步 变频 电动 机 、 交 流 异 步 变频 电动 机 。 

(3) 电动 机 按 其 质量 划分 为 大 、 中 、 小 型 ; 3t 以 下 为 小 型 ; и" аа 30t 以 上 为 
大 型 。 Еа 
7) 党 触 线装 置 安装 (项 目 编码 030407) SS 

(1) 支架 基础 铁 件 及 螺栓 是 否 浇筑 需 说 明 。 ”， із 

(2) 滑 触 线 安装 预 留 长 度 件 见 表 16-4. RNs 

8) 电缆 安装 (项 目 编码 030408) 

(1) 电缆 穿刺 线 夹 按 电缆 头 编码 列 

(2) 电缆 井 、 电 费 排 管 、 ZON 算 规范 》(GB 50857--2013) 
相关 项 目 编码 列 项 。 хх 

(З) Б Жан енеді A sa x 

9) 防 雷 及 接地 装置 (项 目 编码 030409) 

(П) 利用 桩 基础 作 接地 极 ， 应 描述 桩 台 下 ~ 每 根 台 下 需 焊接 柱 筋 根 数 ， 其 工 
程 量 按 柱 引 ES an 利用 基础 钢筋 作 444. 

















(2) 利用 作 引 下 线 的 ， 需 描述 柱 筋 焊接 数量 。 

(3) 利用 圈 梁 筋 作 均 压 环 的 ， 需 描述 圈 梁 筋 焊接 数量 。 

(4) 使 用 电缆 、 电 线 作 接地 线 ， 应 按 本 节 “ 电 缆 安 装 ”“ 配 管 配 线 ” 相 关 项 目 编码 
列 项 。 

(5) 接地 母线 、 引 下 线 、 避 雷 网 附加 长 度 见 表 16-6。 

10) 10kV 以 下 架空 配 电线 路 (项 目 编码 030410) 

(1) 杆 上 设备 调试 ， 应 按 本 节 “ 电 气 调整 试 验 ” 相 关 项 目 编码 列 项 。 

(2) 架空 导线 预 留 长 度 见 表 16-7. 

11) 配 线 、 配 管 (项 目 编码 030411) 

(1) 配 管 、 нича a 灯头 盒 、 开 关 盒 所 占 长 度 。 

(2) 配 管 名 称 指 电 线 管 、 、 防 爆 管 、 塑 料 管 、 、 波 纹 管 等 。 

(3) ышкай. ак. 吊顶 内 、 троа 钢 索 配 管 、 埋 地 敷设 、 水 下 
敷设 、 砌 筑 沟 内 敷设 等 。 

(4) 配 线 名 称 指 管内 穿线 、 瓷 夹板 配 线 、 塑 料 夹板 配 线 、 绝 缘 子 配 线 、 模 板 配 线 、 塑 
料 护 套 配 线 、 线 槽 配 线 、 车 间 带 型 母线 等 。 

(5) 配 线形 式 指 照明 线路 ， 动 力 线路 ， 木 结构 ， 顶 棚 内 ， 砖 、 混 凝 土 结构 ， 沿 支架 、 
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钢 索 、 屋 架 、 梁 、 柱 、 墙 ， 以 及 跨 屋 架 、 梁 、 柱 。 

(6) 在 配 管 清单 项 目 计量 时 , 若 设计 无 要 求 , 遇 到 下 列 情况 时 应 增设 接线 盒 ( 或 拉线 盒 )， 
并 计 入 综合 单价 。 

а) 配 线 保 护 管 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 管 路 接线 盒 和 拉线 盒 。 

管 长 度 每 超过 30m， 无 弯曲 ; 管 长 度 每 超过 20m， 有 1 个 弯曲 ， 管 长 度 每 超过 15m, 
有 2 个 弯曲 ， 管 长 度 每 超过 Sm, + 3 个 弯曲 。 

© 垂直 敷设 的 电线 保护 管 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 固定 导线 用 的 拉线 盒 。 

管内 导线 截面 为 S50mm? 及 以 下 ， 长 度 每 超过 30m; 管内 导线 截面 为 70 一 95 mm’, K 
度 每 超过 20m; 管内 导线 截面 为 120 一 240 mm ， 长 度 每 超过 18m。 

在 配 管 清单 项 目 计量 时 ， 设 计 无 要 求 时 ， 上 述 规定 可 以 作为 计量 接线 盒 、 拉 线 盒 的 
依据 。 
(7) 配 管 安装 中 不 包括 凿 槽 、 刨 沟 ， 应 按 camer (GB 50856 
一 2013)“ 附 属 工程 ”相关 项 目 编码 列 项 。 

(8) 配 线 进入 箱 、 柜 、 板 的 预 留 长 度 见 表 16-8, AÑ 

12) 照明 器 具 安 装 (项 目 编码 030412) 

(1) 普通 灯具 包括 : 圆 球 吸 顶 灯 、 “аши. 方形 吸 顶灯 、 软 线 吊灯 、 吊 链条、 
水 吊灯 、 壁 灯 、 软 线 吊灯 头 、 座 灯头 LA N 

(2) 工厂 灯 包括 ; TJ SAT, ий, ЙЛ. ӨМӨТ. BOT, Т. RT 
密闭 灯 等 。 „\ x 

(3) 高 度 标志 (障碍 ) 灯 =} AAN Ж. 高 塔 标志 如 高 层 建筑 屋顶 障碍 指示 灯 等 。 

(4) 装饰 灯 包 括 : қас ж 饰 灯 、 吸 顶 式 艺术 装饰 灯 、 荧 光 艺 术 装 饰 灯 、 几 何 形状 
组 合 艺术 灯 、 标 志 Z 诱导 装饰 灯 、 水 - оа 装饰 灯 、 点 光源 艺术 装饰 灯 、 草 坪 灯 、 
KETI. ү, SS 

(5) 医疗 专用 灯 包 括 ， 病房 指示 灯 、 ТТІ 紫外 线 杀菌 灯 、 无 影 灯 等 。 

(6) 中 杆 灯 是 指 安装 在 高 度 小 于 或 等 于 19m 的 灯 杆 上 的 照明 器 具 。 

(7) 高 杆 灯 是 指 安装 在 高 度 大 于 19m 的 灯 杆 上 的 照明 器 具 。 

13) 附属 工程 (项 目 编码 030413) 

铁 构件 适用 于 电气 工程 的 各 种 支架 、 铁 构件 的 制作 安装 。 

14) 电气 调整 试验 (项 目 编码 030414) 

(1) 功率 大 于 10kW 的 电动 机 及 发 电机 的 启动 调试 用 的 蒸汽 、 电 力 、 其 他 动力 能 源 消耗 
和 变压器 空 载 试 运 转 的 电力 消耗 ， 以 及 设备 需 烘 干 处 理应 说 明 。 

(2) 配合 机 械 设 备 及 其 他 工艺 的 单 体 试车 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 
50856 一 2013) 附 录 N 措施 项 目 编 码 列 项 。 

(3) 计算 机 系统 调试 ， 应 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 下 
自动 化 控制 仪表 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 

2， 建 筑 智能 化 工程 与 消防 工程 中 火灾 自动 报警 系统 安装 与 调试 工程 量 清单 

1) 计算 机 应 用 、 网 络 系统 工程 (项 目 编码 030501) 

本 分 部 项 目 适用 于 楼 宇 、 小 区 智能 化 系统 中 的 计算 机 以 及 网 络 系统 设备 的 安装 与 调试 
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工程 。 

【 例 】 联 想 黑白 激光 打印 机 S1801 安装 调试 。 
项 目 编码 : 030501002001。 

项 目 名 称 : 打印 机 安装 调试 。 


网 络 通信 系统 的 中 央 控 制 系统 的 安装 与 调试 。 x 








项 目 特征 : 联想 黑白 激光 打印 机 ， 型 号 S1801。 

计量 单位 : 台 。 

工作 内 容 : 安装 、 本 体 调 试 。 

2) 综合 布线 系统 工程 (项 目 编码 030502) 

本 分 部 项 目 适 用 于 智能 化 楼 宇 系统 中 信息 系统 的 布线 、 与 布线 相关 的 器 件 与 设备 的 安 





























、 信 息 插座 的 安装 以 及 线路 的 测试 工程 。 





【 例 】 正 泰 电话 插座 NEW2-203 安装 。 Ф 
项 目 编码 : 030502004001. Xx 
项 目 名 称 ， 电话 插座 安装 。 AS 
项 目 特征 : 正泰 电话 插座 ， 型 号 NEW2-203。， 42 
计量 单位 :个 。 x< 

(Ері? ШИКЕ. ERR. SO 
3) ЕЭ EAER A THEON R Е 030503) 
本 分 部 项 目 适用 于 楼 宇和 小 区 空 i 统 、 照 明 系 统 、 供 配 电 系 统 、 给 排水 系统 、 控 制 


























% 


али та тай 
ІН ЖИ: 030503006001. м, саш 
项 目 名 称 ， 风 管 式 温 度 传感器 安装 。 . 
WARE 风 管 式 温度 传感器 ， 型 号 TS-9104-F。 
计量 单位 SN 个 Í 

工作 内 容 : 安装 、 单 体 调试 、 联 调 。 

4) 建筑 信息 综合 管理 系统 工程 (项 目 编码 030504) 

本 分 部 项 目 适用 于 楼 宇和 小 区 智能 化 系统 中 办 公 业 务 系统 、 物 业 运营 管理 系统 、 公 共 











服务 管理 系统 、 公 共 信 息 服务 系统 、 智 能 卡 应 用 系统 、 信 息 网 络 安全 管理 系统 和 其 他 业务 


功能 


与 调试 工程 。 


ЖУЛ зво 














所 需要 的 应 用 系统 的 安装 ( 软 硬 件 安 装 ) 与 调试 。 

【 例 】 综 合 信息 管理 服务 器 采用 万 全 Т100 G10 S5800 2G/500S。 

项 目 编码 : 030504001001. 

项 目 名 称 : 综合 信息 管理 服务 器 。 

项 目 特征 ， 综合 信息 管理 服务 器 ， 型 号 万 全 T100 G10 55800 2G/500S。 

计量 单位 : 台 。 

工作 内 容 : 安装 、 调 试 。 

5) 有 线 电视 、 卫 星 接收 系统 工程 (项 目 编码 030505) 

本 分 部 项 目 适用 于 楼 宇和 小 区 内 卫星 电视 系统 、 有 线 广播 系统 、 闭 路 电视 系统 的 安装 





























【 例 】 某 闭路 电视 系统 安装 工程 ， 同 轴 电 缆 SYV-75-9 穿 管 敷设， 设计 图 示 长 度 100m。 
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项 目 编码 : 030505005001. 
项 目 名 称 : 同 轴 电 缆 敷设 。 
项 目 特征 : 同 轴 电 缆 SYV-75-9 穿 管 敷设 。 





可 





计量 单位 : m。 
工程 量 : 100m。 
工作 内 容 : 同 轴 电 绕 穿 管 敷设 。 

要 特别 注意 弱电 线 缆 敷设 工程 量 计算 ， 清 单 工程 量 按 设计 图 示 尺 寸 计算 ， 但 在 计价 时 
要 考虑 预 留 长 度 。 

6) 音频 、 视 频 系 统 工程 (项 目 编码 030506) 

本 分 部 项 目 适用 于 楼 宇 、 小 区 、 会 场 、 广 场 的 广播 、 显 示 和 多 媒体 会 议 系 统 的 安装 与 
调试 工程 。 

【 例 】 某 商场 背景 广播 系统 ， 采 МЕКЕ СӘТЕН SXO-H500W 
ТЕГЕ Хы 






























































项 目 编码 : 030506001001. 2 x 
项 目 名 称 : 扩 音 机 安装 调试 。 Уа. 
项 目 特征 : 扩 音 机 SXO-H500W。 -~ X ХУ 


计量 单位 : €. 59- 








ХХі, 
7) 安全 防范 范 系 теор ЖИЙ 030507) 2 多 
本 分 部 项 目 适 用 F, awia 空 制 设 备 、 入 侵 көм 视频 安防 监控 设备 等 设备 的 安装 
ште 
【 例 】 Ne HT816B жай 线 + 有 线 兼容 防盗 报警 控制 器 。 
项 目 NS 507001001. 
项 目 қы 防盗 报警 控制 器 。 
项 目 特征 : 防盗 报警 控制 器 HT816B 无 线 + 总 线 + 有 线 兼容 。 
计量 单位 : 台 。 
TEAR: 本 体 安 装 、 单 体 调试 。 
8) 火灾 自动 报警 系统 (项 目 编码 030904) 
本 分 部 项 目 适用 于 火灾 自动 报警 系统 中 的 器 件 、 设 备 的 安装 与 调试 。 
【 例 】 某 火灾 自动 报警 系统 中 采用 西门 子 公 司 的 点 型 光电 感 烟火 灾 探 测 器 FDO181。 
项 目 编码 : 030904001001. 
项 目 名 称 : 点 型 光电 感 烟 探测 器 。 
项 目 特征 : 点 型 光电 感 烟 探测 器 FDO181。 
计量 单位 : 台 。 
工作 内 容 ， 本 体 安 装 、 单 体 调试 。 

9) 消防 系统 调试 (自动 报警 系统 调试 )( 项 目 编码 030905001) 

本 子 目 为 火灾 自动 报警 系统 调试 ， 计 量 单位 为 系统 ， 项 目 特征 要 描述 控制 器 控制 的 实 
际 点 数 ， 控 制 器 采用 的 线 制 。 
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16.3 工作 任务 实施 











(1) 根据 本 书 “ 工 作 任务 3” 中 的 工程 量 计算 书 ( 表 9-30) 和 现行 的 《通用 安装 工程 工程 
量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 D， 编 制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清单 ， 见 表 16-9。 

















表 16-9 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 











工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : 
т 金额 /元 
= | 项 目 编码 | 项 目 名 称 теа | 综合 | a 其 中 : 
2 单价 | | 暂 估价 
1.4: Ф 
2. 材 质 : 钢管 
1 [030411001001] А |340: SC70 445 |4836 | 21518 


及 部 位 (不 适用 于 


1. 名 称 ; 电线 管 

2. 材 质 : PVC 

3.6: РУСЗ2 

| ERR Иза 
金属 软 管 )》- 巷 -混凝土 结构 
暗 配 

1. 名 称 : BRE 


2 |030411001002| WE 258.60 | 15.12 | 3910.03 


3 |030411001003|] Bu 30.90 12.73 | 394.63 


形式 及 部 位 (不 适用 于 


ERKE): 砖 -混凝土 结构 
暗 配 

1. 名 称 ， 电 线 管 

2. 材 质 : PVC 

3. 规 格 : PVC20 

4. 配 管 形式 及 部 位 (不 适用 于 
ERKE): 砖 -混凝土 结构 
暗 配 

LAR: 电线 管 

2. 材 质 : PVC 

3. 规 格 : PVC16 

4. 配 管 形式 及 部 位 (不 适用 于 
ERKE): 砖 -混凝土 结构 
暗 配 

1. 型 号 : VV22 

2. 规 格 : VV22-4x35 

3. 敷 设 方式 : 穿 钢管 ， 埋 地 
敷设 


4 |030411001004| (Ж 1397.60 | 10.98 [15345.65 





5 |030411001005| й 77717 | 9.89 | 7686.21 





6 |030408001001 | 电力 电缆 8.87 | 59.97 | 531.93 
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工程 名 称 ; 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 


项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 描述 


综 会 


кн 


单价 


其 中 


暂 估价 





030411004001 


配 线 


1. 种 类 (导线 、 母 线 ): 导线 
2. 导 线 用 途 、 配 线形 式 、 部 
位 : 电表 箱 配 线 


903.00 


4.49 


4054.47 





030411004002. 


030411004003 


030404017001 


030404017002 


配 电 箱 


配 电 箱 


% у): 导线 
2. 导 线 用 途 、 配 线形 式 、 部 
位 : 插座 配 线 
3. 型 号 、 规 格 : BV-4 
4. 材 质 ;， 铜 芯 
1. 种 类 (导线 、 母 线 ): 导线 
2. 导 线 用 途 、 配 线形 式 、 部 
位 : 照明 配 线 
3. 型 号 、 规 格 : BV-2.5 
4. 材 质 : 845 
1. 名 称 : 成套 集中 电表 箱 
2. 安 装 方式 ( 仪 适 用 于 成 套 配 
电 箱 ):“ 落地 
3. 压 接 10mm2 铜 接线 端 耶 
42 个 
4. 2.5mm? 外 部 端子 接线 
14 
1. 名 称 ， 户 用 漏电 配 电 箱 
2. 安 装 方式 ( 仅 适用 于 成 套 配 
电 箱 ): BERAR 
3. 半 周 长 或 回路 数 : 0.5m 
4. 10mm? 压 接 铜 接线 端子 
48 个 
5. 2.5mm? 外 部 端子 接线 
166 个 
6. 4mm? 外 部 端子 接线 28 个 


4285.20 


1732.63 


1.00 


14.00 


726.31 


274.19 


9941.66 


3638.52 


726.31 


3838.66 





030412001001 


普通 灯具 


1.2: 吸 项 座 灯头 
2. 型 号 、 规 格 : 40W 


14.61 


1782.42 





030412001002 


普通 灯具 


1. 名 称 : 吸 项 声 光 控 节 能 座 
灯头 
2. 型 号 、 规 格 : 22W 


66.12 


462.84 





030412001003 


普通 灯具 


名 称 : 壁 装 座 灯 头 


13.62 


517.56 








030404035001 





插座 


1. 名 称 : 单 相 暗 插座 
2. 型 号 ,规格 : 空调 插座 U600 








32.29 


968.7 
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тнай: 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : 续 表 
А | 元 
a| 项 目 编码 | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 ы 综合 | a 其 中 : 
2 单价 | O” | 暂 估价 
16 | 030404035002 ый, EARE) 32.26 | 516.16 

2. 型 号 、 规 格 : U560+U080 
17 | 030404035003 上 20.37 | 285.18 

2. 型 号 、 规 格 : 0560 

1. 名 称 : 五 孔 插座 
18 | 030404035004 座 ”|2. 型 号 、 规 格 : U560+U080， 20.11 | 1266.93 


防 溅 

1. 名 称 : 五 孔 插座 

2. 型 号 、 规 格 : U560 安全 型 
LAR: 双 联 单 控 开关 

2. 型 号 、 规 格 : U120/1W 
1.2%: 单 联 开关 

2. 型 号 、 规 格 : Алу 
22 |030411006001| 接线 盒 aii ERNE А 6.69 | 1625.67 
2. 型 号 ,规格 :86HS60 
Ф: ЭРА. мн 
型号、 规格 :86HS60 





19 | 030404035005 18.07 | 3324.88 








20 | 030404034001 | 照明 开关 13.17 | 460.95 


21 | 030404034002 | 照明 开关 11.27 | 1014.30 


23 | 030411006002. 6.79 | 4132.80 


24 | 03041400200} | „5 739.01 | 739.01 
<. 











67380.65 


立 估价 表 》 和 2013 版 《湖北 省 建筑 安 
单价 分 析 表 ( 表 16-10)， 并 将 各 项 综合 单价 填 入 





(2) 按照 《湖北 省 通用 安装 
装 工程 费用 定额 》 编制 工程 
表 16-9， 完 成 本 分 部 分 项 工程 














工作 任务 16 “、 册 所 设备 安装 工程 的 工程 量 清音 编制 与 清音 计价 








表 16-10 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 









































工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-1) 
项 目 编码 030411001001| MHF 配 管 с т 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 单价 /元 合 价 /元 
жал КЕ p K k. же е. 
жн 定额 名 称 ру! 数量 б 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
砖 混 结 构 暗 
C4-1056 | 配 钢 管 ， |100m| 0.04 |1688.48|315.67 | 69.39 |569.73 | 67.54 | 12.63 | 2.78 | 22.79 
DN70 内 
人 工 单价 小 计 6754 |, 12.63 | 2.78 | 22.79 
综合 工 日 (安装 ) жар қ 
53 元 / 工 晶 未 计价 材料 96.53 
清单 项 目 综合 单价 /元 50.57 
=. Г sex 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 Жы ЖЫ, 
ы 单价 /元 | 合 价 /元 
材料 费 钢管 
明细 上 


其 他 材料 费 12.63 
材料 费 小 计 109.16 









[ 程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 2324 (16-10-2) 


项 目 编码 






定额 
编号 









管理 费 
和 利润 


定额 名 称 ТТ 





砖 混 结构 

暗 配 硬 塑 
料 管 ， 

DN15 内 







C4-1130 3788.34| 1217.09 0 1227.80 



















































人 工 单价 小 计 3788.34| 1217.09 | 0 |1227.80 
综合 工 日 (安装 ) ee 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 1384.97 
清单 项 目 综合 单价 /元 9.89 
f Л 暂 估 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 ws | 单位 | 数量 а ВК од 
үні 塑料 管 т |8549 | 1.62 | 1384.97 | 一 = 
ú 其 他 材料 费 1217.09 
材料 费 小 计 2602.06 
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工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-3) 
项 目 编码 1030411004001] “项目 名称 配 线 pe m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 саға EM] жар = ып 
ы 定额 名 称 | 数量 е 管理 费 管理 费 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 | 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
动力 线路 管 
C4-1302 | 内 穿线 , 铜 蕊 ll00m| 9.03 | 61.92 | 28.84 | 0 20.07 |55914| 260.43 | 0.00 |181.22 
10mm? 内 
人 工 单价 小 计 559.14| 260.43 | 0.00 |181.22 
综合 工 日 (安装 ) ЖҮРЕ 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 3053.04 
清单 项 目 综合 单价 /元 
UEN ө {4- 
E 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 合 价 元 | ЖЕ | 暂 估 
材料 费 单价 /元 | 合 价 /元 
明细 铜 芯 绝缘 导线 





CHRR: 


项 


定额 
编号 


C4-1288 


编码 


照明 线路 管 
内 穿线 ， 铜 
芯 4mmz 内 


定额 名 称 -| 


某 小 区 六 层 住宅 楼 












材料 费 


1293.21 


ШЕСІ! 









ШІЛ 





605.78 




















































人 工 单价 小 计 1869.12| 1293.21 O | 605.78 
综合 工 日 (安装 ) жар J 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 6174.97 
清单 项 目 综合 单价 2.32 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 暂 估 | 笃信 
材料 费 单价 /元 | 合 价 /元 
н 绝缘 导线 m_|4713.72| 131 | 617497 | 一 = 
I 其 他 材料 费 1293.21 
材料 费 小 计 5468.18 
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工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-5) 
项 目 编码 030404017001 | 项 目 名 称 配 电 箱 台 
清单 综合 单价 组 成 明细 
жй жй 单价 /元 合 价 /元 
ан | 定额 名 称 | wy | 数量 | „| „] а | таны гә (ТБН 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
C4-273 落地 式 成 套 台 | 1.000 |248.48| 37.82 | 78.22 | 105.88 |248.48| 37.82 | 78.22 | 105.88 
配 电 箱 
C4-444 |, 10 +| 42 |3040| 394 | 0 9.85 |127.68| 1655 | 0 41.38 
C4-373 10 +| 11 |1406| 71 | 0 4.56 [15.47 | 7.82 0 5.01 
AL 小 计 391:63| 62.19 | 78.22 | 152.27 
综合 工 日 (安装 ) арны 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 42.00 
清单 项 目 综合 单价 /元 726.31 
т үтер 
上 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 ТАС 
材料 费 明 元 价 /元 | 价 /元 
细 铜 接线 端子 个 42 1.00 | 42.00 | 一 一 
其 他 材料 费 62.19 
材料 费 小 证 104.19 
工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 卫 程 (16-10-6) 





项 目 编码 


定额 名 称 





0.5 内 


ае, 半 周 


压 接 铜 接线 端 


定额 
单位 








计量 
单位 


材料 费 | 机 械 费 
















管理 费 
和 利润 


466.06 














































































C4-444 2 |10 个 16.55 0 | 4138 
1 mm’ 
2.8 39.37 19.91 0 12.76 
C4-374 РА EER io 个 16.6 339.97 | 118.03 0 110.18 
4mm 
人 工 单价 小 计 1945.1| 649.25 | 0 [63038 
тне) 未 计价 材料 613.91 
清单 项 目 综合 单价 /元 274.19 
== 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 жа | 单价 /元 | 合 价 /元 | | ЖЕ 
材料 费 单价 /元 | 合 价 /元 
明细 铜 接线 端子 个 42 1.00 | 42.00 - = 
б 其 他 材料 费 613.91 
材料 费 小 计 655.91 
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m] 
工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-7) 
项 目 编码 30412001001 项 目 名称 普通 灯具 Ж 
清单 综合 单价 组 成 明细 
Е 单价 /元 合 价 /元 
ЖЕТЕ 数量 材料 管理 费 管理 费 
编号 单位 | T w r. # ШЕ, (9 нА 
编号 单位 人 工 费 Р 机 械 费 БЕТІ 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 
C4-1428 | 座 灯 头 о | 122 | 6691 [3227| 0 21.69 |816.30| 393.69 | 0.00 | 264.56 
人 工 单 价 小 计 816.30 | 393.69 | 0.00 | 264.56 
综合 工 日 (安装 ) КУТІП 
53 元 / 工 晶 未 计价 材料 308.05 
清单 项 目 综合 单价 /元 14.61 
өт {4- т 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 ТА ҚАЗА ЛЕ 
材料 费 单价 /元 | 合 价 /元 
明细 成 套 灯具 250 | 308.05 | — = 








工程 名 称 ， 某 小 区 六 层 








项 目 编码 


定额 名 称 
节能 座 灯 头 


合 工 日 (安装 ) 
3 元 / 工 日 








清单 项 目 综合 单价 /元 


普通 灯具 





合 价 /元 


材料 费 | 机 械 费 





66.12 


















(16-10-8) 





管理 费 
和 利润 

















暂 估 


暂 估 























Я 笠 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 量 | 单价 /元 | 合 价 /元 a Ж 
инт — se БЫЛ ШЫ 单价 元 | 合 从 元 
ШІ 成 套 灯具 Ж | 70.7 | 50.00 |353.50| 一 == 
I 其 他 材料 费 17.99 














材料 费 小 计 








371.49 


工作 任务 


16 ` 





\ 电气 设备 安装 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 、 









































工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-9) 
项 目 编码 030404035001| ”项 目 名 称 插座 个 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ЖШ 定额 单价 /元 合 价 /元 
жы | 定额 名 称 | 全 ，| 数量 管理 费 ШЕТІ 
编号 单位 费 7 Ей 费 š 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 旨 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 和 利润 
单 相 暗 插 座 
C4-417 |15А, 3 和 孔 ( 空 |10 套 | 3.0 |66.18 | 11.47 | о |21.45 |198.54| 34.41 | 000 | 64.35 
调 ) 
人 工 单价 小 计 198.54 | 34.41 | 0.00 | 64.35 
综合 工 日 安装 ) 55 ы 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 671.36 
清单 项 目 综合 单价 /元 32.29 
UEN Е 
E 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 is 价 /元 | 侣 价 /元 ый еня 
рея 成 套 插 座 21.94 | 671.36| 一 
š 其 他 材料 费 34.41 
材料 费 小 计 705.77 


LEE: 








项 目 编码 


某 小 区 六 层 住宅 








楼 电气 照明 下 


|030404034001 





单价 /元 








机 械 费 




















管理 费 
和 利润 






















































22.44 0.00 73.41 
人 工 单价 0.00 | 73.41 
综合 工 日 (安装 ) ТТТ" 
53 元 / 工 日 未 计价 材料 138.52 
清单 项 目 综合 单价 /元 13.17 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 ма ан | 暂 估 | 暂 估 
材料 费 明 单价 /元 | 合 价 /元 
а | 照明 开关 只 |3570 | 3.88 | 138.52 | 一 — 
= 其 他 材料 费 22.44 
材料 费 小 计 160.96 
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Бшш] 
工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住 宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-11) 
项 目 编码 030404034002| ”项 目 名 称 照明 开关 id 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 
定额 |. 定额 | ， = 
定额 名 称 ы фер; 
编号 | 定额 名 称 | 单位 | ЖЕ, Айын кп 
和 利润 
9 61.63 | 4.68 0 19.97 |554.67| 42.12 0.00 179.77 
小 计 554.67| 42.12 0.00 179.77 
综合 工 日 (安装 ) ү 
ӨЛУІН 未 计价 材料 237.76 
清单 项 目 综合 单价 /元 
UENRA IEA? 
主要 材料 和 名称、 规格、 型 号 мі 合作 元 | НЕ | ЖЕ 
材料 费 ° а = 
照明 开关 — = 
明细 照明 开关 237.76 


其 他 材料 费 
材料 费 小 计 










[ 程 名 称 ， 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 


2124 





编码 


定额 


定额 名 称 
编号 定额 名 称 





тн; 
C4-1404 | 4 z 1 





综合 工 日 (安装 ) 





材料 费 


264.14 





机 械 费 


0.00 


0.00 















管理 费 
和 利润 


229.10 










229.10 













































53 元 / 工 日 未 计价 材料 425.25 
清单 项 目 综合 单价 /元 6.69 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 / 元 | 暂 估 Ы, 
材料 费 明 单价 /元 | 合 价 /元 
А 接线 合 + |% | 175 [2525 | — | 一 
其 他 材料 费 264.14 
材料 费 小 计 689.39 
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工程 名 称 : 某 小 区 六 层 住宅 楼 电气 照明 工程 标 段 : (16-10-13) 





计量 






































项 目 编码 30411006002| ”项 目 名 称 接线 盒 单位 + 
清单 综合 单价 组 成 明细 
S тт | 单价 /元 合 价 /元 
жа ТА е 管理 费 ,zp | 管理 费 
编号 单位 19 ПЕ; 费 š 
编号 单位 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 和 利润 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 和 利润 
C4-1405 10 个 | 44.8 | 31.33 | 5.03 о [10.15 |1403.58| 225.34 | 0.00 | 454.90 
(插座 盒 ) 
人 工 单价 小 计 1403.58| 225.34 | 0.00 | 454.90 
综合 工 日 (安装 ) а ағы 
s3 ТН 未 计价 材料 959.61 
清单 项 目 综合 单价 /元 6.79 
UEN EUEN 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 ж ТЛ ЖЕ ЖЕ 
ТҮ, 单价 /元 | 合 价 /元 
п | G | Abes] 125 a|- | — 





JI) 
ш 其 他 材料 费 22534 
材料 费 小 计 1184.95 


ГВ: Е 










(16-10-14) 
送 配 电 装 置 系统 


单价 组 成 明细 
单 你 (元 


材料 费 


系统 


























定额 | 定额 | 定额 


BENEA 









[zm 


w 
ATR 和 利润 


人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 





交流 
供电 
系统 | 系统 | 1.000 | 45112 
调试 
ІКУ 


С4-1871 45112 | 9.02 | 100.19 | 178.68 






































人 工 单价 小 计 451.12 | 9.02 | 100.19 | 178.68 
综合 工 日 (安装 ) ізі Ге 

53 元 / 工 晶 未 计价 材料 0 

清单 项 目 综合 单价 /元 739.01 
{+4 24 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 元 恰 价 / 元 ЕН | ЖЕ 

ы 单价 /元 | 合 价 /元 

材料 费 | = 





其 他 材料 费 
材料 费 小 计 








391 





工程 计量 与 计价 NN 
75 оосо о з о 2 НЕН 

本 工作 任务 的 主要 内 容 为 电气 的 工程 量 清单 编制 和 工程 量 清单 计价 方法 ， 以 典型 
工作 项 目 为 载体 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 ， 应 具备 编制 电气 工程 工程 量 清单 和 工程 











量 清单 报价 的 能 力 。 


КБ ТЕ | 
C 作 任务 所 学 的 内 容 ， 对 下 面 工程 案例 完成 如 下 任务 ， 进 行 自我 检查 评价 
工程 工程 量 计算 规 范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 D, 编制 分 部 分 
<Ñ СИ, 《湖北 省 建筑 安 


请 根据 本 工 
(1) 按 现行 的 《通用 安装 了 
项 工程 量 清单 。 
(2) 按照 《湖北 省 通用 安装 工程 消耗 量 定额 及 单位 估价 
装 工程 费用 定额 》， 编 制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 局 
(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。 s} 
E 材 单价 参考 当地 工程 造价 信息 网 ) қ 
[ 作 任 务 9 的 “检查 评估 ” 某 二 ке 
< 
у. \ ей 
ә» ЖР 
x. 
Ж < 









































( 主 


RB: 
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知识 目标 


а) жама, А 


ж. кл тз 
编制 方法 ; № 

0). жағ. Ж 
ж. жсти 
ЕСА 

Ж 


К" 防腐 蚀 、 绝 热 工 程 的 
工程 量 清单 编制 与 清单 计价 








能 力 目 标 素质 目标 

(1) 培养 学 生 团 队 协 
作 精 神 ; 

(2) 培养 学 生 严 说 细 
致 的 工作 态度 ; 

(3) 培养 学 生 良好 的 
职业 操守 ; 

(4) 培养 学 生 吃苦 耐 
劳 的 工作 作风 


РА 
ж. Bñ ik. Жж. 
程 量 清单 和 招标 控制 价 的 
нк, 54, 












二 建筑 安装 工程 计量 与 计价 
Е 


17.1 布置 工作 任务 


根据 本 书 “ 工 作 任务 8” 中 的 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 部 分 的 概况 说 明 、 工 程 
量 计算 书 ( 表 8-6)， 完 成 下 列 任务 。 

根据 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 M， 编 制 该 工程 
分 部 分 项 工程 量 清单 和 工程 量 清单 计价 表 。 

















17.2 相关 知识 学 习 


¿z 
17.2.1 工业 管道 工程 的 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 «№ 
“УХ 
1. 工程 量 清单 项 目 设置 内 容 AN 
, “Ў гелі 
本 节 共 设置 10 个 分 部 、59 个 分 项 工程 项 пли 《通用 安装 工程 工程 量 计 
算 规范 》(GB 50856 一 2013) 附 录 М. | x 
2， 相 关 问 题 及 说 明 аа қ 
(1) WU. БИИ. AATED DIE pati paika. ТЇШ, LAS 
ТЕПТЕР ОУ XQ 
(2) а (Елу ж. HER ЁТ. 栏 8 主人 台 )、 管 廊 钢 结构 以 千克 (kg) 为 计 
量 单位 ， 大 于 400mm йн ЕН 型 钢 制 结 构 以 平方 米 im2?) 为 计量 单位 ， 按 展开 面积 计算 。 
(3) 钢管 组 成 金属 结构 的 剧 油 按 管道 剧 油 相关 项 目 编码 ， 钢板 组 成 的 金属 结构 
的 刷 油 按 型 钢 刷 油 相 关 项 目 编码 。 “~ 
(4) 矩形 访 备 衬里 按 最 小 边 长 塔 、 槽 类 设备 相关 项 目 编码 。 
17.2.2 工程 量 清单 项 目 注解 (常用 部 分 ) 
1， 刷 油 工程 (项 目 编码 031201) 
(1) 管道 刷 油 按 图 示 中 心 线 以 延长 米 计算 ， 不 扣除 附属 构筑 物 、 管 件 及 阀门 等 所 占 长 度 。 
(2) 涂 刷 部 位 : 指 涂 刷 表 面 的 部 位 ， 如 设备 、 管 道 等 部 位 。 
(3) 结构 类 型 指 涂 刷 金属 结构 的 类 型 ， 如 一 般 钢 结构 、 管 廊 钢 结构 、H 型 钢 钢 结构 等 
类 型 。 
(4) 设备 简体 、 管 道 表面 积 ，5S=L.n。D(D 一 直径 ; L 一 设备 简体 高 或 管道 延长 米 )。 
(5) 设备 简体 、 管 道 表面 积 包括 管件 、 阀 门 、 法 兰 、 人 和 孔 、 管 口 凹凸 部 分 。 
(6) 带 封 头 的 设备 面积 ，S=L.r。D+(D/2) .rs 天 ,NIK 一 1.05，N 一 封 头 个 数 )。 
2， 防 腐蚀 涂料 工程 (031202) 
(1) 分 层 内 容 ， 指 应 注 明 每 一 层 的 内 容 ， 如 底 漆 、 中 间 漆 、 面 漆 及 玻璃 丝 布 等 内 容 。 
(2) 如 设计 要 求 热 固 化 需 说 明 。 
(3) 阀门 表面 积 ，S=r.D.2.5D.K.NK 一 1.05，N 一 阀门 个 数 )。 
ТӨК 

































































工作 任务 17 ` 出 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 的 工程 量 清单 编制 与 清单 计价 





(4) 弯 头 表面 积 : 5= п. + 1.50.2 n. МВОМ— ZKS В 值 取 定 : 90° Bk B=4; 
45° Bk B=8)。 

(5) 法 兰 表 面积 : S= x。D。1.5D。K。N(K 一 1.05; N 一 法 兰 个 数 )。 

(6) 设备 、 管 道 法 兰 翻 边 面积 ，5= л. (0+4) • 4(4 一 法 兰 翻 边 宽 )。 

(7) 带 封 头 的 设备 面积 : S=L.=+D+(D?2/2).wxK+-N(K—1.5;: N 一 封 头 个 数 )。 

(8) 计算 设备 、 管 道内 壁 防腐 蚀 工 程 量 ， 当 壁 厚 大 于 10mm 时 ， 按 其 内 径 计算 ， 当 壁 
厚 小 于 10mm 时 ， 按 其 外 径 计 算 。 

3. 绝热 工程 (031208) 


(1) 设备 形式 指 立 式 、 卧 式 或 球形 。 

(2) 层 数 指 一 布 二 油 、 两 布 三 油 等 。 a 

(3) 对 象 指 设备 、 管 道 、 通 风 管道 、 阀 门 、 法 兰 、 钢 结构 。 ~ 

(4) 结构 形式 指 钢 结构 ， 包 括 一 般 钢 结构 、 管 廊 钢 结构 于 型 钢 钢 结构 。 

(5) 如 设计 要 求 保温 、 保 冷 分 层 施工 需 注 明 。 ; 

(6) 设备 简体 、 管 道 绝热 工程 量 ， 设 备 简 体 、 
热 工 程 量 ， 设 备 封 头 防潮 和 保护 层 工程 量 ， 阀 门 SC 法 3 : 量 ， 和 矩形 通风 管道 绝热 工 
程 量 ， 和 矩形 通风 管道 防潮 和 保护 层面 工程 量 等 ,> 详 见 本 书 “ 工 作 任务 8” 相关 计算 公式 。 

(7) 绝热 过 程 前 需 除 锈 、 刷 油 ， 应 按 杰 邯 “ 刷 油 工 程 ”相关 项 目 编码 列 项 。 







































和 保护 层 工程 量 ， 设 备 封 头 绝 



























ОЗ 工作 任务 实施 


(1) REEE “ EHEZ в” POTREKE 8-6) 和 现行 的 《通用 安装 工程 工程 
量 计算 规范 》 (GB 50856 一 2013) 附 录 М, 编制 该 工程 分 部 分 项 工程 量 清 单 如 下 ( 表 17-1)。 


表 17-1 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 


工程 名 称 ;， 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 部 分 标 段 : 
金额 /元 
序号 | дА 项 目 名 称 工程 量 | 综合 | ap | 其 中 : 
单价 | ”| 暂 估价 





1. 除 锈 级 别 : 

1 | 031201001001 | 管道 刷 油 |2. 油 潜 品 种 : RE ? | 4841 
З.В: —j 

1. 除 锈 级 别 : 

2 | 031201004001 | 暖气 片 刷 油 |2. 油 漆 品 种 ， 银 粉 ? | 22289 





ЗЕ. -ін 





1. 布 面 品 种 : 玻璃 丝 布 

з | 031201006001 | 布 面 刷 油 |2. 油 漆 品 种 : 沥青 漆 > | 35.54 
3 . 涂 刷 遍 数 : — 8 

1. 绝 热 材料 品种 : 岩 棉 管 壳 

4 | 031208002001 | 管道 绝热 |2. 绝 热 厚度 : 30mm 0.72 
3. 管 道外 径 : 57mm 以 内 
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工程 名 称 ; 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 部 分 2226 续 表 




































5 金额 /元 
序号 | лажа | 项 目 名 称 项 目 特征 描述 工程 量 | 综合 | 、、| 其 中 : 
s 单价 | көр 
1 材料， 玻璃 丝 布 
5 | 031208007001 | 保护 层 ”|2. 层 数 : 一 层 m | 35.54 
3. 对 象 : 管道 
本 页 小 计 | 
& it 
(2) 按照 《湖北 省 通用 安装 - 耗 量 定额 及 单位 估价 表 》 和 2013 版 《湖北 省 建筑 安 
装 工程 费用 定额 》， 编 制 工 程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 表 17-2) 六 将 各 项 综合 单价 填 入 


表 17-3， 完 成 本 分 部 分 项 工程 清单 计价 。 
表 17-2 综合 单价 分 析 表 


交办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 部 分 











工程 名 称 ;， 某 s 


项 目 





(17-2-1) 





031201001001 m | , | 4841 


定额 定额 
ЕЛ 3 管理 费 
编号 定额 项 目 名 各 单位 管理 费 


和 利润 













手工 除 锈 管道 
HA 
EE M н 
Ж 第 一 遍 


C12-1 10m° 2.36 | 0.26 | 0 0.76 






С12-58 10m? 4.81 148 | 143 | 0 0.48 






























































管道 刷 油 银 粉 š 
C12-59 |. ы 10m° | 0.1 604 | 187 | 134 | 0 | 06 
漆 第 二 遍 
人 工 单价 小 计 5.71 | 3.03 | 0 1.85 
HI: 92 元 / 工 日 ， 普 工 ，60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 10.59 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 п ЖЕН 
从 /元 | 价 /元 
材 钢丝 刷 把 0.02 4 0.08 
料 铁 砂 布 08-28 张 0.15 0.73 0.11 
费 破 布 kg 0.02 3.69 0.07 
明 酚醛 清漆 kg | 0.0646 | 17.67 1.14 
细 银 粉 kg | 0.0154 | 31.5 0.49 
汽油 60-70# kg | 0.136 8.4 1.14 
材料 费 小 计 = 3.03 = 0 
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е 031201004001 | 项 目 名 称 铸铁 管 、 暖 气 片 刷 油 т? | 工程 量 | 222.89 
清单 综合 单价 组 成 明细 
Қ ЖҮР š 单价 合 价 
定额 项 目 名 称 5 АТ | мн a 8 |” A | иӊ [ин] 
_ 费 费 _| 和 利润 | # 费 | 费 | 和 利润 
手工 除 锈 管道 
C М 10m? | ол | 23.56 | 263 | о | 763 | 236 [02610 | o76 
c | ҮНӨ 银 | om | ol | 27o6| i835| о | sm | 22. [184 о | oss 
粉 漆 第 一 遍 
人 工 单价 小 计 Afsa 21 | o | 164 
技工 ，92 元 / 工 日 ; WT: 60 ж/ LH 0 














项 目 
编码 


工程 名 称 : 


某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 部 你 





031201006001 


单价 









暂 估 单 
价 /元 
















暂 估 合 


价 /元 





35.54 

































































定额 |а ‚ | 定额 5 алаға = О |а 
编号 定额 项 目 名 称 人 人 工 т 2% |4 SR | 人 工 | 材料 。| 管理 费 
编号 单位 Ed me ee w |" pnm 
C12-240 2. WE) iom? 59.33 | 6894 | о | 1923 sa| 6.89 | o | 192 
人 工 单价 小 计 593| 6.89 | o | 192 
技工 ，92 元 / 工 日 ， 普 工 :60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 14.75 
ей 5 
村 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 。 | 单位 | 数量 | 单价 /元 | 合 价 /元 | 暂 估 单 | 暂 估 合 
料 价 /元 | 价 /元 
费 煤 焦 沥 青 漆 LOL17 ке | 0487| 1353 | 659 | 
明 ЕЕЗ ке |0083 | 367 03 | 
细 材料 费 小 计 == 6.89 = 0 
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=] 
工程 名 称 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 刷 油 绝热 部 分 标 段 : (17-2-4) 
项 
a 031208002001 项 目 名 称 管道 绝热 计量 单位 |m | 工程 量 | 0.72 
清单 综合 单价 组 成 明细 
; І 单价 | 合 价 
定额 popen 定额 | 数 
š ЖАА |, Е 管理 费 Ат. | 材料 | 机 械 | 管理 费 
编号 位 | Ж 工 费 А Ж 4 i 
ш шай М қағы шы инн мы же E 和 利润 
% 安装 
С12-1333 | (管道 ) 管道 (g | m° 1 | 576.13 | 183.19 0 186.72 |576.13|183.19| 0 | 186.72 
57mm 以 下 ) 
人 工 单价 小 计 5761318319] 0 |186.72 
技工 ，92 JU TH; WT: 60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 618 














1564.04 
暂 估 单 | 暂 估 合 价 





清单 综合 单价 级 成 明细 









| 管理 费 
和 利润 






人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
































а 92 元 / 工 日 ， 普 工 :60 元 / 工 日 未 计价 材料 费 | 
清单 项 目 综合 单价 6.79 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 | әш | 数量 | 单价 /元 | 合 价 / 元 | 暂 估 单 Е 
材料 费 明 - йуж ыы 
jis 玻璃 布 50.2 m 13 194 | 252 | | 
Š ФЕН 16~18# kg 0003 | 57 | оо? | | 








材料 费 小 计 += 2.54 == 0 
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工程 名 称 ; 某 学 校 办 公 楼 采暖 工程 剧 油 绝热 部 分 标 段 : (17-2-6) 




























































йі ЕНЕ 加 楼 ' 
编码 031301017001 项 目 名称 脚手架 措 拆 单位 工程 量 š 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 定额 单价 | 合 价 
жа | 定额 项 目 名 称 | м. | 数量 材料 | 机 械 | 管理 费 材料 | 机 械 | 管理 费 
编号 单位 AT " | w aap KU РА т 
元 | 1 |7809] 0 о | 2531 | 78.09 | 0 | 0 
元 1 105.81 0 0 34.3 [oss] 0 | 0 34.3 
小 计 | 1839 | o | o | 59.61 
未 计价 材料 费 | 0 
清单 项 目 综合 单价 
ЖЛЕ н .| ж [Ийт 
нш 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 ft ғарғы 
费 明 细 其 他 材料 费 
材料 费 小 计 





表 17-3 ”分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 





金额 元 
号 Ji 3 1 R И е 
序号 | “项 目 编码 页 目 名 称 让 由 特征 描述 。 | 单位 | 工程 量 | 6 人 单价 | at 
їн ë A 
工 除 锈 级 别 : ATA 
тім A 
1 031201001001 管道 刷 油 , 银 粉 48.41 10.59 512.66 
3.й БЕ | 
fSK 工 除 
涛 «АН 
2 | 031201004001 Г T : 银 粉 222.89 8.8 1961.43 


: 玻璃 丝 


3 [031201006001 布 面 刷 油 35.54 14.75 | 524.22 


: 沥青 漆 








4 [031208002001] ”管道 绝热 072 | 1564.04 | 1126.11 





5 | 031208007001 | 防潮 层 、 保 护 层 35.54 679 | 241.32 
































分 部 小 计 4365.74 
措施 项 目 

6 |031301017001| 脚手架 措 拆 1 243.51 | 243.51 
分 部 小 计 243.51 
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ГЕ ЮГ] 


本 工作 任务 的 主要 内 容 为 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工程 的 工程 量 清单 编制 和 工程 量 清 
单 计价 方法 ， 以 工作 项 目 为 载体 ， 通 过 对 本 工作 任务 的 学 习 应 具备 编制 电气 刷 油 、 防 
腐蚀 、 绝 热 工 程 工程 工程 量 清单 和 工程 量 清单 报 价 的 能 力 。 


Еп БЕДЕ] 


请 根据 本 工作 任务 所 学 的 内 容 ， 对 下 面 工 程 案例 完成 如 下 任务 ， 进 行 自我 检查 评价 。 
案例 1: 工作 任务 3“ 某 油泵 车 间 工 业 管道 工程 ”中 的 刷 油 项 目 。 

案例 2: 工作 任务 8“ 某 大 厦 多 功能 通风 空调 工程 ”中 的 风 管 保温 项 目 。 

(1) 按 现行 的 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856- 2013083: M, 编制 分 部 分 



































项 工程 量 清单 。 < 
(2) БИРИ) (ЗЕЙ ЛӘ TENERE UE W рН), ATEN 
合 单价 分 析 表 。 < 
(3) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 表 。_ x N ) 
S SJ 
NS 
HA „ЭР 
x Ж та 
ы A a S Р 
“ы ж. 
I 
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北京 大 学 出 版 社 高 职高 专 土建 系列 规划 教材 











































































































































































序号 BA [ $s [жа | 定价 | 出 版 时 间 | 印 次 | ”配套 情况 
基础 课程 

1 _ | 工程 建设 法 律 与 制度 978-7-301-14158-8| 唐 茂 华 |26.00| 2012.7 6 | ppvpdf 

2 | 建设 法 规 及 相关 知识 978-7-301-22748-0 | 唐 茂 华 等 |34.00| 2014.9 2 | ppvpaf 

3 | 建设 工程 法 规 (第 2 版 ) 978-7-301-24493-7| S #0421 |4000| 2014.8 3 pptpdf/# М 
4 | 建筑 工程 法 规 实务 (第 2 版 ) 978-7-301-26188-0 | HEKS |50.00| 2015.8 1 ppt/pdf 

5 | 建筑 法 规 978-7-301-19371-6| 董 伟 等 ”|39.00| 2013.1 4 ppt/pdf 

6 | 建设 工程 法 规 978-7-301-20912-7| 王 先 恕 “|32.00| 20127 4 | ppypdf 

7 [AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-21095-6| 92 $ 1|3800| 2014.12 7 | ppt/pdf/ 

8 |АшоСсАр 建筑 绘图 教程 (第 2 版 ) 978-7-301-24540-8 | Жу |44.00| 2014.7 1 ppt/pdf 

9 | 建筑 CAD 项 目 教程 (2010 版 ) 978-7-301-20979-0| 郭 Ж [38.00] 2012.9 2 pdf 素材 

10 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-15376-5| 吴 承 霞 “|20.00| 20138 8 ppt/pdf 

11 | 建筑 工程 专业 英语 978-7-301-20003-2| 982% |2400| 20147 2 ppt/ pdf 

12 | 文 建 筑 工程 应 用 文 写作 (第 2 版 ) 978-7-301-24480-7 | 赵 立 等 “|50.00| 20147 1 ppt/pdf 

13 | 建筑 识 图 与 构造 (第 2 版 ) 2000| 201412 | 2 | ppypdf' 答 案 
14 | 建筑 构造 (第 二 版 ) 42.00| 2016.1 1 | ppvpdf 

15 | 房屋 建筑 构造 26.00| 2012.1 4 | ppupdf 

16 | 建筑 识 图 35.00| 2013.11 2 | ppu par 

17 | 建筑 识 图 与 房屋 构造 页 禄 等 ”|5400| 20151 | 2 | ppup AR 
18 | 建筑 工程 识 图 实 训 教程 32.00| 2015.11 1 | pp pdf 

19 | 建筑 构造 与 设计 38.00| 2014.1 1 | ppt/pdf /答案 
20 | 房 尾 建 筑 构造 45.00| 20141 | 2 

21 | 房屋 建筑 构造 习题 集 26.00| 21058 1 

22 | 建筑 构造 与 施工 图 识 读 5200| 20157 | 2 

23 | 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 2 版 ) ЕЕ Т. [2900] 20147 | 2 | ppupar 

24 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版) 2500| 2014.8 2 | pdf 

25 | 建筑 制图 (第 2 版 ) 高 表 荣 "|32.00| 20154 5 | рр/рағ 

26 | 建筑 制图 习题 集 (第 2 版) 2800] 2014.12 | 5 | pdf 

27 | 建筑 工程 制图 (第 2 版 ( 附 习题 册 ) БІН |48.00| 20128 | 3 | ppvpdf 

28 | 建筑 制图 与 识 图 (第 2 版 \( 新 规范 ) 曾 雪 梅 |3800| 20158 1 | ppvpdf 

29 | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 曹 雪 梅 等 |30.00| 20124 | 4 | pdf 

30 | 建筑 制图 与 识 图 28.00| 20128 5_| ppvpaf 

31 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 24.00| 20123 4 | ppypdf 

32 | 新 编 建筑 工程 制图 Hitte ”|30.00| 20148 2 | ppvpdf 

33 | 新 编 建 筑 工程 和 22.00| 2014.1 2 | pdf 

34 | 建筑 工程 概论 978-7-301-25934-4| HINIR% [40.00] 2015.8 1 рр 

t 2 é x= 

1 | 建筑 工程 测量 978-7-301-16727-4| 赵 景 利 2010.2 12 | ppypdf /答案 
2 | 建筑 工程 测量 (第 2 版 ) 978-7-301-22002-3 | 张 敬 伟 2015.4 6 ppt/pdf /答案 
3 | 建筑 工程 测量 实验 与 实 训 指导 (第 2 版 ) 978-7-301-23166-1| 张 敬 伟 2013.9 2 | pdf 答案 

4 | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3 | 潘 益 民 2012.2 2 | ppypdf 

5 | 建筑 工程 测量 978-7-301-13578-5| 王 金 玲 等 2011.8 з | 

6 | 建筑 工程 测量 实 训 (第 2 版 ) 978-7-301-24833-1|18/43Е 2015.1 1 | әш Ж 

7 | 建筑 工程 测量 ( 售 实 验 指导 手册 ) 978-7-301-19364-8]4: ЖЖ 20126 3 | рр/ра/ 25% 
8 | 建筑 工程 测量 978-7-301-22485-4]4 +#% 2013.6 1 | ppvpaf 

9 | 建筑 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-25788-3 | МЕ: 2015.7 1 ppt/pdf 

10 | 建筑 施工 技术 978-7-301-12336-2| Ж [384 2012.4 7 | ррирағ 

11 | 建筑 施工 技术 978-7-301-16726-7| 叶 Ж 2013.5 6 | ppvpdf /素材 
12 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19499-7 | 董 伟 等 2011.9 2 ppt/pdf 

13 | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8 | 苏 小 梅 2013.5 3 рр/раг 

14 | 建筑 工程 施工 技术 (第 2 版 ) 978-7-301-21093-2 | 钟 汉 华 等 2013.8 7 | рр/рағ 

15 | 数字 测 图 技术 978-7-301-22656-8[ #7 2013.6 1 | ррирағ 

16 | 数字 测 图 技术 实 训 指导 978-7-301-22679-7| 赵 “T 2013.6 1 ppt/pdf 

17 | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2 | 董 伟 等 2012.7 2 | ppypdf 
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18 | 建筑 施工 技术 实 训 ( 第 2 版) 978-7-301-24368-8 | 周 晓 龙 |30.00| 2014.12 2 pdf 
19 | 建筑 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-21695-8| 石 立 安 |46.00| 201412 | 5 | ppvpaf 
20 | 女士 木工 程 实用 力学 (第 2 版 ) 978-7-301-24681-8| 马 景 善 ”|47.00| 2015.7 1 pdf/ppt/ 答 案 
21 | 土木 工程 力 978-7-301-16864-6| 吴 明 军 ”|38.00| 201111 | 2 | ppupar 
22 |PKPM 软件 的 应 用 (第 2 版 ) 978-7-301-22625-4| 王 娜 等 |34.00| 20136 з [раг 
23 | 建筑 结构 (第 2 版 (上 册 ) 978-7-301-21106-9 | 徐 锡 权 ”|41.00| 20134 3 рр/рЖ// 5:55 
24 (第 2 版 (下 册 ) 978-7-301-22584-4 42.00] 2013.6 2 | ppup ýR 
25 结构 (第 2 版 )( 新 规范 ) 978-7-301-25832-3 48.00| 2015.8 1 ppt/pdf 
26 | 建筑 结构 基础 978-7-301-21125-0 36.00| 2012.8 2 рр/рағ 
27 ДЕШ 978-7-301-18732-6 45.00] 2012.8 1 | ppvpdf 
28 978-7-301-22148-8 % [49.00] 20134 6 | р/р Ж 
29 978-7-301-21730-6 34.00| 20132 4 | ppup % 
30 978-7-301-20988-2 32.00] 20128 1 | pdf'ppt 
31 978-7-301-23348-1 | 68841 |44.00| 20141 1 | ppvpdf 
32 构 与 施工 图 978-7-30 ЖЖ <% |35.00| 20133 2 | ppupdf 
33 | 生态 建筑 材料 978-7-301-19588-2 | 陈 剑 峰 等 |38.00| 2013.7 2 ppt/pdf 
34 | 建筑 材料 (第 2 版 ) 20148 | 1 | ppvpdf 
35 | 建筑 材料 与 检测 (第 2 版 ) Н} 18% [3300] 20152 | 1 | ppvpdf 
36 | 建筑 材料 检测 试验 指导 ЖЕ iso | 2014.12 | 7 | pdf 
37 | 建筑 材料 与 检测 2012.6 5 | рр/раг 
38 | 建筑 材料 与 检测 试验 指导 1 0.00] 20131 3 | ppvpaf 
39 | 建筑 材料 选择 与 应 用 E: 39.00| 20133 3 | pptpdf 
40 | 建筑 材料 检测 实 训 [I 4.00| 20134 1 | pdf 
41 | 建筑 材料 任 晓 菲 [40.00[ 20147 1 | ррираг ж 
42 | 建设 工程 监理 概论 (第 2 版 ) 徐 锡 权 等 [43.00| 2014.12 | 5 | ppvpdf /答案 
43 | 六 建 设 工程 监理 (第 2 版 ) 斯 И: |35.00| 20149 1 pptpdf /答案 
44 | 建设 工程 监理 概论 2012.12 | 5 | ppvpdf 
45 | 工程 建设 监理 案例 分 析 教 程 2013.2 2 ppt/pdf 
46 | 地基 与 基础 (第 2 版 ) 2014.12 2 pptpdf/ Ж 
47 | 地 基 与 基 201 3 | ppvpdf 
48 | 地基 与 基 2013.10 | 1 | ppvpdf 
49 | 土 力 学 与 地 基 基 础 2014.1 1 рр/рағ 
50 20141 1 | ppupar 
51 | 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 2 版 ) 2014.12 | 3 | ppvpdf 
52 | 建筑 工程 施工 组 织 设计 2014.12 7 рр/рағ 
53 | 建筑 工程 施工 组 织 实 训 . 2014.12 4 ppt/pdf 
54 | 建筑 施工 组 织 与 进度 控制 978-7-301-21223-3 3600| 2012.9 3 | ppypdf 
55 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 978-7-301-19901-5 44.00| 2012.1 2 ppt/pdf) 答 案 
56 978-7-301-19587-1 32.00 2 | ppupdf 
57 978-7-301-21208-0 20.00 1 | ppt 
58 | 建筑 材料 检测 试验 指导 978-7-301-24782-2 20.00| 20149 1 | ppt 
59 | 娘 建 筑 节能 工程 与 施工 978-7-301-24274-2 35.00| 2014.11 1 | ppvpdf 
60 | 建筑 施工 工艺 978-7-301-24687-0 49.50| 2015.1 1 pdf/ppt/ 答 案 
61 | 十 力学 与 地 基 基 础 978-7-301-25525-4| ЖЕ |45.00| 20152 1 | ppt pdf 答案 
62 | 建筑 材料 与 检测 (第 2 版 ) 978-7-301-26550-5| 王 Ж |4000) 20161 1 
工程 管理 天 
1 | 建筑 工程 经 济 (第 2 М) 978-7-301-22736-7| 张 宁 宁 等 |30.00| 2013.7 7 | ppvpdf/ 管 案 
2 _| 友 建筑 工程 经 济 (第 2 版 ) 978-7-301-24492-0| 胡 六 星 等 |41.00| 2014.9 2 рр/ра// Ж 
з [ERLER 978-7-301-24346-6| 刘 晓 丽 等 |38.00| 2014.7 2 | ppypdf' 答 案 
4 | 施工 企业 会 计 (第 2 版 ) 978-7-301-24434-0| 辛 艳 红 等 |36.00| 20147 1 | ppypdf' 答 案 
5 | 建筑 工程 项 目 管理 978-7-301-12335-5| 范 红 宕 等 [30.00| 2012.4 | 9 | ppvpdf 
6 | 建设 工程 项 目 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-24683-2| 王 Ж |3600| 20149 2 | ppypdf' 答 案 
7 | 建设 工程 项 目 管理 978-7-301-19335-8| 汉 松山 等 |38.00| 201311 | 3 | раррі 
设 4 合同 管 宁 春 内 ppt/pdf/ 答案/ 
s | 友 建 设 工程 招 投标 与 合同 管理 (第 3 版 ) 978-7-301-24483-8 | 宋 春 岩 。 |40.00| 2014.9 4 | 试题 教案 
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9 | 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-16802-8| 程 超 胜 |30.00| 20129 2 pdf/ppt 
10 | 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 (第 2 版 ) 978-7-301-25769-2 | 杨 甲 奇 等 |49.00| 2015.8 1 | ppypdf' 答 案 
п | 工程 招 投标 与 合同 管理 实务 978-7-301-19290-0| 郑 文 新 等 |43.00| 20124 2 ppt/pdf 
12 | 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 978-7-301-20404-7| 杨 云 会 等 |42.00| 20124 2 ppt/pdf) 答 案 
ІЗ [ТРК S АТ 978-7-301-17455-5| 文 新 平 |37.00| 2012.9 1 ppUVpdf 
Та | 工程 项 目 招 投标 与 合同 上 管 理 (第 2 版 ) 978-7-301-24554-5| 257477% |2200| 2014.12 2 рр//ра// Ж 
15 | 工程 项 目 招 和 投标 与 售 同 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-22462-5 35.00| 201412 2 | ppvpdf 
16 | 建筑 工程 商务 标 编制 实 训 978-7-301-20804-5|% 35.00] 20127 1 ppt 
17 | 建筑 工程 安全 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-25480-6| ж 48% |42.00| 2015.8 1 ppt/pdf 
18 | 建筑 工程 质量 与 978-7-301-16070-1 | 周 连 起 |3500| 201442 | 8 | ppupar; 
19 | 施工 项 目 质量 与 4 978-7-301-21275-2| 钟 汉 华 |45.00| 2012.10 2 ppt/pdf/’ 
20 | 工程 造价 978-7-301-24594-1 | 斯 庆 |32.00| 201458 1 | ppypdf' 答 案 
21 | 工程 造价 管理 978-7-301-20655-3| 徐 锡 权 等 |33.00| 2013.8 3 | ppypdf 
工程 造价 控 978-7-301-19366-2 | 胡 新 萍 等 |30.00| 2014.12 4 рр/рағ 
23 | 建筑 工程 造价 978-7-301-20360-6| #& 14% |2700 4 | ppvpdf 
24 | 建筑 工程 造价 管 978-7-301-15517-2 | 李 成 英 等 |24.00 4 | pdf 
25 | 工程 造价 案例 分 析 978-7-301-22985-9 30.00 r 2 | pdfppt 
26 | 建设 工程 造价 控制 与 管理 2014.6 1 | ppvpdf' 答 案 
27 | 建筑 工程 造价 40.00| 20132 1 | ppvpdf 
28 | 友 建 筑 工程 计量 与 计价 (第 3 版) PD [65.00] 2015.7 1 | pdfppt 
29 | 建筑 工程 计量 与 计价 杨 建 林 等 |46.00| 20161 1 | pafppt 
30_[ 娘 建 筑 工程 计量 与 计价 实 训 (第 3 版 ) 29.00| 20157 1 | pdf 
31 | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 28.00| 20141 2 (ра 
32 | 建筑 工程 估价 43.00| 2013.8 1 | ppupdf 
33 N 程 计量 与 计价 [к ж | 5900| 2014.12 | з | ppvpdf 
34 | 安装 工程 计量 与 计价 (第 3 版 ) 54.00| 20148 4 | pdfppt 
35 | 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 [5#%_ 14900] 2014.12 | 3 | pdf 素材 
36 | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 ЖОРУ [56.00] 20161 1 | pdfppt 
37 | 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 (第 2 版 ) 等 |36.00| 2015.7 1 | pdf 
38 | 建筑 水 电 安装 工程 计量 与 计价 (第 二 版 ) 51.00| 2016.1 1 | ppt 
39 | 建筑 与 装饰 工程 工程 量 清单 (第 2 版 ) E: 36.00| 2015.5 1 | ppt 
40 | 建筑 工程 清单 编制 2400] 20118 2 | ppypdf 
41 | 建设 项 目 评估 2.00| 2013.6 2 | ppupdr 
42 | 钢筋 工程 清单 编制 36.00 2 | ppypdf 
43 | 混凝土 工程 清单 编制 2800] 20125 1 | ppvpaf 
44 | 建筑 装饰 工程 预算 (第 2 版 ) 范 菊 雨 “|4400| 20157 | 1 | pdfppt 
45 | 建设 工程 安全 监理 21% |2800] 20127 1 | pdfppt 
46 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8| 沉 万 后 “|48.00| 20129 2 | pdfppt 
47 | 建筑 工程 978-7-301-17456-2| 孙 112 [36.00] 2014.12 | 5 | pdpppt 
48 | 建筑 施 (5290 978-7-301-22149-5| Æ RHF |43.00| 2014.12 3 ppt/pdf) 管 案 
49 | 建设 工程 978-7-301-22612-4| 刘 庭 江 |46.00| 2013.6 1 pptpdf/ Ж 
50 | 女工 程 造价 概论 978-7-301-24696-2 | 周 艳 冬 ” |31.00| 2015.1 2 ppbpdf' 答 案 
t S s + £ 
1 | 中 外 建筑 史 ( 第 2 版 ) 978-7-301-23779-3 | 袁 新 华 等 |38.00| 20142 2 Грр/раҒ 
2 | 建筑 室内 空间 历程 978-7-301-19338-9| 张 伟 孝 ” |53.00| 20118 1 pdf 
3 | 建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 | 郭 8 |3500) 20131 2 | әр/ЖИ 
4 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1| 22-577 [32.00] 2013.5 3 ppt/pdf 
5 | 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 978-7-301-26572-7| 赵 志文 等 |39.50| 2016.1 1 ррираб 
6 | 建筑 装饰 材料 (第 2 版) 978-7-301-22356-7| f: ИЗ |3400| 2013.5 2 ррираг 
7 Е БОКОВ 2 版 ) 978-7-301-24482-1| + 军 [37.00] 2014.7 3 ppt/pdf 
8 | 设计 构成 978-7-301-15504-2| 638%: ”|30.00| 201210 | 2 | ppvpdf 
9 | 基础 色彩 978-7-301-16072-5| 张 ” 军 |42.00| 20119 2 | pdf 
то | 设计 色彩 978-7-301-21211-0| %Ж ЗЕ |2600) 2012.9 1 | ppt 
11 | 设计 素描 978-7-301-22391-8| =] = 9 | 29.00| 2013.4 2 | ppt 
12 | 建筑 素描 表现 与 创意 978-7-301-15541-7| 于 修 国 ”|25.00| 2012.11 3 |р 
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13 |34 Мах 效果 图 制作 978-7-301-22870-8| 刘 822 |4500| 2013.7 1 | ppt 

14 |3ds max 室内 设计 表现 方法 978-7-301-17762-4| 徐 海军 (32.00) 20109 1 | par 

15 [Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2| 脱 忠 伟 等 |52.00| 2011.1 2 | #H/pdr 
16 | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0| 3K 峰 |3200] 2013.1 2 ppt/pdf 
17 | 建筑 速写 978-7-301-20441-214: # |3000| 20124 1 pdf 

18 | 建筑 装饰 设计 978-7-301-20022-3 | ННН [36.00[ 2012.2 1 рр/ ЖИ 
19 | 装饰 施工 读 图 与 识 图 978-7-301-19991-6| 18827 |33.00| 2012.5 1 ppt 

20 | 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 | 李 茂 英 [42.00| 2013.7 3 ppt/pdf 
21 |3ds Мах & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 ”|978-7-301-25093-8| 郑 轧 峰 |40.00| 2014.12 1 рр/рағ 

JARE 

1 ARRARAS 978-7-301-21505-0 2 | ppupar 
2 | 居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7 1 ppt 

3 | 局 住 区 规划 设计 978-7-301-21031-4 2 [ppt 

4 | 园林 种 物 识 别 与 应 用 978-7-301-17485-2|3 1 ppt 

5 [MARELA 1 | ppvpdr 
6 [FIRRA 1 pptpdf 
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1 [市 长工 程 计 重 与 计价 (第 2 0) 20151 6 | pdrppt 
2 | 市 政工 程 计价 + [39.00 1 | ppvpdf 
3 [TENER Кетте ТҮП 42.00 2 | ррираг 
4 [TIR 3700 1 | ppvpar 
5 [DHE гї [ә7в-1-301-21170-0ТТКОКГ] 23.00 T ТІГІН 
Ена |978-7-301:19299-2 PY [34.00] 2011.8 | 1 THEA 
7 | 道路 工程 技术 33.00| 201112 1 pptpdf 
8 [Ann 39.00] 20131 1 | ppvpdf 
9 [ARAIRE 46.00] 2014.12 | 1 | ррораг 
10 КАСЕ 38.00 T раг 
11 | 市 政工 程 会 技能 训练 手册 ) 刘 宗 波 等 |41.00 1 tpdf 
12 | 市 政工 程 施 工 图 案例 图 [978-7-301-24824-9 | 陈 忆 琳 等 [45.00 1 pdf 
13 [ARIER АТ 30.00 T | ррїрїїї? = 
14 а ЕС 2 21.00 1 pUpdf 
15 ЕСТЕ ЕЖЕ 36.00 1 П 
16 КУЖ 978-7-301-22510-3 | X 40.00 1 pptpdf 
17 ЕЕ ТАЕ] 975-7-301-21967-6 2500 T | ppvpdf 
18 [НҮ ЕТ ЫЕ" 978-7-301-23834-9 50.00 1 | ppvpdf 
19 [铁路 轨道 施工 与 维护 978-7-301-23524-9 36.00 1 ppt/pdf 
20 | 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1 32.00 1 | ррираг 
21 | 道路 工程 识 图 与 CAD 978-7-301-26210-8 |1 3500 1 | ppvpdf 
建筑 设备 类 
НАНА БАГС 2 978-7-301-24586-6 2700 201412 | 3 | ppp Ж 
2 [USES RPI T L 20% 2 版) (新 规范 ) |978-7-301-25254-3 4400] 201512 | 1 | рр/рағ 
3 | 建筑 施工 机 械 978-7-301-19365-5 30.00 12 5 | pdfppt 
4 | 智能 建筑 环境 设备 自动 化 978-7-301-21090-1 X 1 pdf/ppt 
5 Т 23: 3 PAUL 978-7-30 1 | рагрри Ж 
ать 如 电子 课件 、 电 子 样 章 、 习 题 答案 9 www.pup6.cn 搜索 下 载 。 
浏览 更 多 专业 教材 ， 请 扫 下 面 的 二 维 码 ， 关 注 北 京 大 学 出 版 社 第 六 事业 部 官方 微 信 〈 微 信号 : pup6book)， 随 时 
н 浏览 教材 目录 、 内 容 简介 等 信息 ， 并 可 在 线 申请 纸 质 样 书 用 于 教学 。 
感谢 您 使 用 我 们 的 教材 ， 欢 迎 您 随时 与 我 们 联系 ， 我 们 将 及 时 做 好 全 方位 的 服务 。 联 系 方式 : 010-62750667， 
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